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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 

30 Απριλίου 1999 


ΝΟΜΟΣΥΠ’ΑΡΙΘ. 2714 

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης, Κατα¬ 
σκευής, Χρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης του ΜΕ¬ 
ΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομετον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο 

Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης 

1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η «Σύμβαση Παρα¬ 
χώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης 
και Εκμετάλλευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης», που υπο- 
γράφηκε στην Αθήνα στις 5 Φεβρουάριου 1999, μεταξύ 
αφ’ ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ’ ετέρου: α) της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», β) της εκ τρίτου Συμβαλλόμενης Κοινο¬ 
πραξίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ και γ) των εκ τρίτου Συμ- 
βαλλομένων Μελών της παραπάνω Κοινοπραξίας, το κεί¬ 
μενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα: 
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ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 


- Κ Α I - 


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1491 


ΠIΜ Λ Κ Λ Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 


ΑΡΘΡΑ 


1. Ορισμοί 

2. Προϋποθέσεις Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης 

3. Συμβατικό Αντικείμενο 

4. Μελέτη Έργου του Μετρά - Εποπτεία και Επίβλεψη 

5. Δικαιώματα σε ακίνητα 

6. Εργασίες Κατασκευής του Μετρό 

7. Προθεσμία Περάτωσης Κατασκευής του Μετρό - 
Παρατάσεις 

8. Προθεσμίες Κατασκευής Τμημάτων του Μετρά 

9. Ποινικές Ρήτρες 

10. Σχέσεις Ελληνικού Δημοσίου - Παραχωρησιούχου 
- Κατασκευαστή - Διαχειριστή 

11. Αρχαιότητες - Προστασία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

12. Διαπίστωση Ολοκλήρωσης Εργασιών - Έναρξη 
Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό 

13. Προκαταβολή Συμμετοχής 

14. Χρηματοδότηση του Εργου εκ μέρους του Παρα¬ 
χωρησιούχου 

15. Καθορισμός Εισιτηρίου και Πρόσθετες Εκμεταλ¬ 
λεύσεις 

16. Λειτουργία και Συντήρηση 

17. Εγγυητικές Επιστολές 

18. Υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου 

19. Υπηρεσίες Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας 

20. Μεταβολές 

21. Καταβολή Αποζημίωσης 

22. Ασφάλιση 

23. Ανώτερα Βία 

24. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

25. Υποχρεώσεις Πληροφόρησης και Αναφοράς 

26. Εμπιστευτικότητα 

27. Εκχώρηση και Παροχή Ασφάλειας 

28. Μεταβολή Νομοθεσίας 

29. Καταγγελία της Σύμβασης από τον Παραχωρη- 
σιούχο με υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου 

30. Λόγοι Καταγγελίας της Σύμβασης από το Ελληνικό 
Δημόσιο με υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου 

31. Συνέπειες της καταγγελίας της Σύμβασης με 
υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου 

32. Όροι που Αναφέρονται στους Δανειστές 

33. Λήξη Συμβατικού Χρόνου 

34. Φορολογικές ρυθμίσεις 

35. Διάφορες Διατάξεις 

36. Αδειες - Εγκρίσεις 

37. Ειδοποιήσεις 

38. Επίλυση διαφορών - Πραγματογνωμοσύνη 

39. Διαιτησία 

40. Ισχύον Δίκαιο - Ερμηνεία 

41. Υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕΤΡΟ" και των μελών αυτής έναντι του Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου. 


Παράρτημα I: 


Παράρτημα Ια: 
Παράρτημα 2: 
Παράρτημα 3: 
Παράρτημα 3α: 

Παράρτημα 4: 


Παράρτημα 4α: 


Παράρτημα 5: 
Παράρτημα 6: 
Παράρτημα 7: 
Παράρτημα 7α 

Παράρτημα 8: 
Παράρτημα 9: 


Παράρτημα 10: 


Παράρτημα 11: 
Παράρτημα 12: 
Παράρτημα 13: 


Περιγραφή του Εργου - Κριτήριο 
Μελέτης 

Προσάρτημα 1 στο Παράρτημα 1 - 
Σύστημα και ΡΟΟ 
Προσάρτημα 2 στο Παράρτημα 1 
- Λειτουργία και Συντήρηση 
Ως ανωτέρω για εναλλακτική λύση 
Χρηματοδοτικές Συμβάσεις 
Χρηματοδοτικό Σχέδιο 
Χρηματοδοτικό Σχέδιο για εναλλα¬ 
κτική λύση 

α) Πίνακας ανάλυσης του κατ' Α¬ 
ποκοπήν Τιμήματος για τις Κύριες 
Εργασίες: (ΑιΒκ) 

β) Τιμολόγιο Παραλλήλων Εργα¬ 
σιών 

α) Πίνακας ανάλυσης του κατ Α¬ 
ποκοπήν Τιμήματος για τις Κύριες 
Εργασίες για εναλλακτική λύση 
Πρόγραμμα Γεγονότψν Ορόσημο 
Σύμβαση Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 
Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής για 
εναλλακτική λύση 
Εγγυητικές Επιστολές 
α. Καταστατικό Αναδόχου 
β. Συμφωνητικό Σύστασης της Κοι¬ 
νοπραξίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ 
α) Σχέδιο 1: Χώροι κατάληξης του 
Μετρό 

β) Σχέδιο 2: Χώροι κατάληψης για 
δημιουργία εργοταξίων 
Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρη¬ 
σης 

Χρονοδιάγραμμα Προδρόμων Ερ¬ 
γασιών 

Βασικοί όροι Σύμβασης Ανεξάρπι- 
του Μηχανικού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Η παρούσα Σύμβαση καταρτίσθηκε και υπεγράψη στην 
Αθήνα την 5η ΦεβρουαρΙου 1999, 

ΜΕΤΑΞΥ: 

1. ΑΦ' ΕΝΟΣ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ καλούμενου, εφεξής, 
"Ελληνικό Δημόσιο" ή "Δημόσιο" ή "Κύριος του Έργου 
(Κ.τ.Ε)", όπως αυτό νομίμως εκπροσωπείται από τον 
Κωνσταντίνο Λαλιώτη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Χω¬ 
ροταξίας και Δημόσιων Εργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), που ε¬ 
δρεύει στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 
182, 

2. ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ 

Της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία "ΘΕΣΣΑ¬ 
ΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", καλούμενης εφεξής "Ανάδοχος 
Παραχώρησης" ή "Παραχωρησιούχος" ή "Ανάδοχος", που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Κηφισίας αρ. 38, 
η οποία έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 41539/6.8.1998 
καταστατική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Νι¬ 
κολάου Χαρ. Στασινόπουλου, επικυρωμένο αντίγραφο 
της οποίας προσαρτάται στην παρούσα, ως Παράρτημα 
9α, και η οποία υποβλήθηκε προς έγκριση στη Νομαρχία 
Αττικής με αρ. πρωτ. ΕΜ 9711/20.8.1998 έχει δε κα- 
ταχωρισθεί στο Τεχνικό, Εμπορικό και Βιομηχανικό Ε¬ 
πιμελητήριο Αθηνών με αριθ. εγγραφής 
24455/11.8.1998. Η εταιρεία έχει αρχικό μετοχικό κε¬ 
φάλαιο είκοσι (20) εκατομμύρια δρχ. και μετόχους: 

α. Την εταιρεία ΒΟϋΥΟυΕδ, ανώνυμη εταιρεία, η 
οποία έχει καταχωρισθεί και υφίσταται υπό τη Γαλλική 
νομοθεσία και είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπο¬ 
ρίου και Εταιριών των Βερσαλλιών, με αριθμό Β 572 
015 246, εφεξής καλουμένης "ΒΟυΥΘυΕδ'. 

β. Την εταιρεία με την επωνυμία "ΒΟΜΒΑΠΟΙΕΗ Ιπο.", 
η οποία έχει ιδρυθεί και υφίσταται σύμφοινα με τη 
νομοθεσία του Καναδά και είναι καταχωρισμένη με 
αριθμό 346051-7, εφεξής καλούμενη 'ΒΟΜΒΑΗϋΙΕΒ". 

γ. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "3Υ3ΤΒΑ- 
δΟΕΒΕΤϋ", η οποία έχει ιδρυθεί και υφίσταται σύμφωνα 
με τη Γαλλική νομοθεσία και είναι καταχοιρισμένη στο 
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών των Παρισίων με αριθμό 
Β572133619 εφεξής καλούμενη "8Υ5ΤΠΑ". 

δ. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Λ/ΙΛ Θ.Τ.Ι.', 
η οποία έχει ιδρυθεί και υφίσταται υπό τη Γαλλική 
νομοθεσία και είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπο¬ 
ρίου και Εταιρειών της ΝΑΝΤΕΒΠΕ με αριθμό Β 
552111809, εφεξής καλούμενη 'νΐΑ Ο.Τ.Ι.". 

και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον 
ΡίβΓΓθ ΒΟΙΒΑυϋ, κάτοικο ΙβναΙΙοίδ ΡβΓΓθί Γαλλίας 
(92300), οδός ΟΡαρίαΙ αριθμ. 40, ο οποίος έχει εξου¬ 
σιοδοτηθεί νομίμως σύμφωνα με το άρθρο 45 του 
καταστατικού της Παραχωρησιούχου. 

Διευκρινίζεται ότι η Ανάδοχος Παραχώρησης ΘΕΣ¬ 
ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας θα μεταφέρει 
την έδρα της στη Θεσσαλονίκη. 

ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ 

Της Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ", αποκα- 
λούμενης εφεξής "Κοινοπραξία" (ή κατά συντομογραφία 
'Κ/Ξ'), που έχει συσταθεί δυνάμει του από 27.01.1999 
ιδιωτικού συμφωνητικού συστάσεως Κοινοπραξίας, επι¬ 
κυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στην 
παρούσα ως Παράρτημα 9β, το οποίο θα θεωρηθεί 
νομίμως από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Ρίβιτθ ΒΟΙΒΑΙΙΟ, κάτοικο ΕβναΙΙοώ 
Γαλλίας (92300), οδός ΟάαρίαΙ, αριθμός 40, καθώς και 
των ακόλουθων εταιρειών μελών της Κοινοπραξίας: 


α. Την εταιρεία ΒΟϋΥΟυΕδ, ανώνυμη εταιρεία, η 
οποία έχει καταχωρισθεί και υφίσταται υπό τη Γαλλική 
νομοθεσία και είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπο¬ 
ρίου και Εταιρειών των Βερσαλλιών, με αριθμό Β 572 
015 246, εφεξής καλουμένης "ΒΟΙΙΥΘυΕδ". 

β. Την εταιρεία με την επωνυμία "ΒΟΜΒΑΒΟΙΕΠ Ιπσ.', 
η οποία έχει ιδρυθεί και υφίσταται σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του Καναδά και είναι καταχωρισμένη με 
αριθμό 346051-7, εφεξής καλούμενη "ΒΟΜΒΑΒΟΙΕΗ". 

γ. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "5ΝΟ- 
ΕΑνΑί,ΙΝ ΙΝΤΕΠΝΑΤΙΟΝΑΕ ΙΝΟ.', η οποία έχει ιδρυθεί 
και υφίσταται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Καναδα 
και είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο του Υπουργείου 
Βιομηχανίας του Καναδά με αριθμ. 175910-8, εφεξής 
καλούμενη "3ΝΟ ΙΑνΑϋΝ". 

δ. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "5Υ5ΤΒΑ- 
δΟΡΒΕΤΙΓ, η οποία έχει ιδρυθεί και υφίσταται σύμφωνα 
με τη Γαλλική νομοθεσία και είναι καταχωρισμένη στο 
Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών των Παρισίων με αριθμό 
Β572133619 εφεξής καλούμενη "5Υ5ΤΒΑ" και 
ε. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία " νΐΑ Θ.Τ.Ι.', 
η οποία έχει ιδρυθεί και υφίσταται υπό τη Γαλλική 
νομοθεσία και είναι καταχωρισμένη στο Μητρώο Εμπο¬ 
ρίου και εταιρειών της ΝΑΝΤΕΒΠΕ με αριθμό Β 
552111809, εφεξής καλούμενη 'νίΑ Θ.Τ.Ι.'. 

Η άνω Κοινοπραξία και οι ως άνω εταιρείες μέλη της 
ευθύνονται επί τη βάσει του ως άνω ιδιωτικού συμφω¬ 
νητικού συστάσεως κοινοπραξίας, ατομικώς, αδιαιρέτως 
και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις του άρθρου 41 
της παρούσας. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, προ¬ 
κήρυξε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, για την ανάδειξη 
Παραχωρησιούχου για την εκτέλεση του έργου Μελέτη 
- Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Εκμετάλλευση του 
έργου του Μετρά Θεσσαλονίκης". Στο διαγωνισμό αυτόν 
μετέσχε, μεταξύ άλλων διαγωνιζομένων, και η εκ τρίτου 
συμβαλλόμενη στην παρούσα Κοινοπραξία με την ε¬ 
πωνυμία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ", αποτελούμενη από 
τις εταιρείες Βουγςυβε, ΒοπηόαΓάίβΓ, δΝΟ-Ιαναϋη, 
δοίτθίυ, νΐΑ Θ.Τ.Ι., οι οποίες συμμετέχουν επίσης στην 
παρούσα Σύμβαση, ως μέλη της ανωτέρω αναφερόμενης 
Κοινοπραξίας. Με το Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγη¬ 
σης για Ανάθεση, με ημερομηνία 14.06.1994, η Κοινο¬ 
πραξία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" αναδείχθηκε "Υποψή¬ 
φιος Προσωρινός Παραχωρησιούχος". Στη συνέχεια, 
μετά τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων με τον 
"Προσωρινό Παραχωρησιούχο", που έγινε με την υπ 
αριθμ. ΔΕΝΠ/0/450/29.11.1996 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κλή¬ 
θηκε για διαπραγματεύσεις, με την ίδια απόφαση, ως 
Προσωρινός Παραχωρησιούχος, η Κοινοπραξία "ΘΕΣ¬ 
ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ", Μετά το πέρας των διαπραγμα¬ 
τεύσεων με το νέο Προσωρινό Παραχωρησιούχο, την 
οριστική ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την έκδοση 
της υπ' αριθμ. ΔΕΝΠ/0/86/4.2.1999 αποφάσεως του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμοί), κλήθηκε η Κοινοπραξία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕΤΡΟ" να συστήσει την ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.", η οποία είναι 
η Ανάδοχος του Έργου, για την εκτέλεση του Έργου 
Μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη Βασική Λύση της 
προσφοράς της Κοινοπραξίας "Θεσσαλονίκη Μετρό". 

ΗΔΗ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΩΝ, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
συμφωνούν τα ακόλουθα, σε σχέση με τις αμοιβαίες 
συμφωνίες που εκτίθενται στο παρόν, την αποδοχή και 
επάρκεια των οποίων συνομολογούν: 
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1. ΟΡΙΣΜΟΙ - Ε ΡΜΗΝΕΙΔ 

1.1 Ορισμοί 

Στην παρούσα Σύμβαση, επιπροσθέτως των όριον που 
ορίζονται σε άλλα σημεία της, οι ακόλουθοι όροι, όταν 
στην παρούσα τα πρώτα γράμματα αναγράφονται με 
κεφαλαία, θα σημαίνουν τα εξής: 

Αδεια" σημαίνει οποιαδήποτε άδεια, συγκατάθεση, 
έγκριση ή εξουσιοδότηση, που απαιτείται σύμφωνα με 
οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό, που έχει εφαρμογή 
σε σχέση με τις δραστηριότητες του Παραχωρησιούχου, 
για τους σκοπούς του Εργου και οι οποίες θα εκδοθούν 
ή θα παραχωρηθούν από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε 
Δημόσια Υπηρεσία. 

Άνάδοχος Παραχώρησης " ή "Παραχωρησιούχος' ή 
Άνάδοχος' σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία, με την 
επωνυμία "Θεσσαλονίκη Μετρά Α.Ε.', η οποία έχει ορ¬ 
γανωθεί και υφίσταται, υπό την ελληνική νομοθεσία, 
καθώς και οι διάδοχοί της και οι επιτρεπόμενοι εκδοχείς 
της. 

Αναθεωρημένη Καταβληθείσα Συμμετοχή " σημαίνει το 
ποσό των μερών πτς Συμμετοχής, που θα καταβληθεί 
από το Δημόσιο, όπως αυτά θα αναθεωρούνται, εκκι¬ 
νώντας από την 1η Ιανουάριου 1993, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της παρούσας. 

Αναθεωρημένη Συμμετοχή " σημαίνει τη συμμετοχή, 
όπως εκάστοτε αναθεωρείται, σύμφωνα με το Συντε¬ 
λεστή Αναθεώρησης, με χρόνο εκκίνησης την 1.1.1993 
μέχρι την ημέρα της εκάστοτε αναθεώρησης. 

Αναθεωρημένο Συνολικό Κόστος Εργου* σημαίνει το 
συνολικό κόστος του Εργου, όπως αυτό αναπροσαρ¬ 
μόζεται κατά διαστήματα, σύμφωνα με την παρούσα, 
μέχρι την ημερομηνία της σχετικής αναπροσαρμογής. 

Ανεξάρτητος Μηχανικός" είναι η Εταιρεία ή Κοινο¬ 
πραξία εταιρειών στην οποία θα ανατεθούν τα καθή¬ 
κοντα που αναφέρονται στα άρθρα 4.3.1 έως και 4.8.2 
της παρούσας. 

Αντίκλητος " σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που ορί¬ 
ζεται από τον Παραχωρησιούχο, για να παραλαμβάνει 
τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε 
αυτόν. 

Αρχαιολογικές Εργασίες * σημαίνει εκείνα τα έργα ή 
εργασίες που εκτελουνται ή επιβλέπονται από την 
αρχαιολογική υπηρεσία, στην περίπτωση ανακάλυψης 
και/ή ερευνών, σχετικά με τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

'Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών ' σημαίνει τη 
βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, 
σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. 

'Γενική Οριστική Μελέτη" σημαίνει τη γενική μελέτη 
των κυρίων εργασιών που θα εκπονηθεί από τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο ή για λογαριασμό του, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 1. 

*Δανειακά Κεφάλαια ' σημαίνει τα κεφάλαια που θα 
αναληφθούν από τον Παραχωρησιούχο, για την υλο¬ 
ποίηση του έργου, σύμφωνα με τους όρους των Χρη¬ 
ματοδοτικών Συμβάσεων, που θα εγκριθούν από τον 
Κύριο του Έργου. Στα δανειακά κεφάλαια δεν περι¬ 
λαμβάνονται τα δευτερογενή δάνεια. 

'Δανειστής * σημαίνει οποιαδήποτε τράπεζα ή χρημα¬ 
τοδοτικό οργανισμό που χρηματοδοτεί την κατασκευή 
των εργασιών ή/και τη λειτουργία του Μετρό ή εγγυάται 
τα αντίστοιχα Δανειακά Κεφάλαια ή παρέχει ή εγγυάται 
τα δάνεια σε αναμονή, τα οποία έχουν εγκριθεί από 
το Δημόσιο. Στους Δανειστές δεν περιλαμβάνονται οι 
δανειστές που χορηγούν ή εγγυώνται τα δευτερογενή 
δάνεια. 

"Δευτερογενή Δάνεια' σημαίνει τα δάνεια που τυχόν 
θα συνάψουν οι μέτοχοι του Παραχωρησιούχου για τη 
συμπλήρωση των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εγγύηση ή η 


αποπληρωμή των δανείων αυτών αποτελεί ευθύνη του 
Παραχωρησιούχου. 

'Δημόσια Υπηρεσία' σημαίνει την οποιαδήποτε δημό¬ 
σια αρχή, φορέα ή πρόσωπο, εθνικό, τοπικό, δημοτικό 
κ.ά., δικαιοδοτικά αρμόδια, αναφορικά με τις εργασίες, 
το Εργο ή τους χώρους του Έργου, καθώς και οποιο- 
δήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας. 

'Διαχειρισ τής* είναι η εταιρεία που θα ιδρυθεί στην 
Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη πριν από την ημερο¬ 
μηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης και θα 
αποτελείται από τις εταιρείες μετόχους της Παραχω¬ 
ρησιούχου Εταιρείας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανω¬ 
τέρω. Το Καταστατικό της Εταιρείας αυτής θα τελεί 
υπό την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Διαχειρι¬ 
στής θα υπογράψει με τον Παραχωρησιούχο τη Σύμβαση 
Λειτουργίας και Συντήρησης. 

"Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας " σημαίνει τα ο¬ 
ποιαδήποτε δικαιώματα και προσδοκίες δικαιωμάτων, σε 
καταχωρισμένα ή μη εμπορικά σήματα, σήματα υπηρε¬ 
σιών, ευρεσιτεχνίες, καταχωρισμένες μελέτες (σχέδια), 
αιτήσεις καταχώρισης οποιωνδήποτε από τα προηγού¬ 
μενα, συγγραφικά δικαιώματα (περιλαμβανόμενων μελ¬ 
λοντικών συγγραφικών δικαιωμάτων), μη καταχωρισμέ¬ 
νες μελέτες (σχέδια), εφευρέσεις, εμπιστευτικές πλη¬ 
ροφορίες, τεχνογνωσία ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία 
(είτε σε γραπτή μορφή είτε σε μορφή παραγομενη η 
διατηρούμενη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή παρομοιο 
σύστημα ή κατ' άλλον τρόπο) που υφίστανται ή έχουν 
σχέση με προδιαγραφές, προγράμματα, σχέδια, γραφι¬ 
κές παραστάσεις, ιχνογραφήματα, μοντέλα ή λοιπά υλικά 
και έγγραφα, οποτεδήποτε παραχθέντα, ειδικως για το 
Έργο. 

"Δίκτυα" σημαίνει οποιαδήποτε εγκατάσταση καλω¬ 
δίων, αγωγών, σωληνώσεων κ.λπ. οποιουδήποτε είδους 
ή μεγέθους, κείμενη υπό, επί ή υπέρ το έδαφος, των 
οποίων την κυριότητα ή την ευθύνη λειτουργίας έχει 
δημόσιος ή μη φορέας, και που μπορεί να παρεμβληθεί 
στις εργασίες ή στη λειτουργία και συντήρηση του 
Μετρό 

"Έγγραφα * σημαίνει μελέτες, σχέδια, εγχειρίδια, πι¬ 
στοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, γραπτές πληρο¬ 
φορίες και στοιχεία, καθώς και λοιπά έγγραφα (συμπε¬ 
ριλαμβανομένων και εγγραφών τους με ηλεκτρονική 
μορφή), παραχθέντα ειδικώς για το Έργο. Διευκρινίζεται 
ότι τα κατασκευαστικά σχέδια του τροχαίου υλικού και 
του συστήματος, καθώς και οι κωδικοί των λογισμικών 
δεν παράγονται ειδικώς για το Έργο και ως εκ τουτου 
δεν χορηγούνται στο Δημόσιο, εκτός αν απαιτούνται 
για τη συντήρηση, επισκευή, ανανέωση κ.λπ. του εξο¬ 
πλισμού, καθώς και για τα συστήματα σηματοδότησης 
και σήμανσης. 

Εγγυητική Επιστολή Δευτερογενών Δανείων" σημαίνει 
την εγγυητική επιστολή των δευτερογενών δανείων 
που θα παραδοθεί στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με 
το άρθρο 17 1.2 της παρούσας. 

"Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Κατα- 
σκευτίς" σημαίνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέ¬ 
λεσης των υποχρεώσεων του Κατασκευαστή, αναφορικά 
με την κατασκευή του Έργου, που θα παραδοθεί στον 
Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το άρθρο 17.2.1. 

"Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, Λειτουργίας 
και Συντήρησης" σημαίνει την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, αναφο¬ 
ρικά με τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 17.2.2. 

"Εγγυητική Επιστολή Μετοχικού Κεφαλαίου" σημαίνει 
την εγγυητική επιστολή που θα παραδοθεί από τους 
μετόχους της Παραχωρησιούχου Εταιρίας στην Παρα- 
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χωρησιουχο Εταιρίπ. 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης" είναι το εγ¬ 
χειρίδιο που θα συνταχθεί από τον Παραχοιρησιούχο, 
σύμφωνα με την παρ. 16.4.1 της παρούσας, όπως αυτό 
εκάστοτε θα ελέγχεται και θα βεβαιώνεται από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό και όπως θα διαμορφώνεται μετά 
την ενδεχόμενη τροποποίησή του με την απόφαση επί 
των τυχόν αντιρρήσεων της Υπηρεσίας. 

Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου ' σημαίνει το 
φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 1.3 της 
παρούσας, το οποίο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, 
όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Εκπρόσωπος του Παραχωρησιούχου" σημαίνει το φυ¬ 
σικό πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρο 1.3. της 
παρούσας, τα οποίο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί, 
όπως ορίζεται στην παρούσα. 

Εκπρόσωπος Τράπεζα "σημαίνει το χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα που θα διορίζεται εκάστοτε αρμοδίως ως εκ¬ 
πρόσωπος των Δανειστών. 

Ελάχιστα Ιδια Κεφάλαια" σημαίνει ένα ποσό που σε 
κάθε χρονική στιγμή δεν είναι μικρότερο του είκοσι τοις 
εκατό (20%) του Κόστους Επένδυσης, εκτός εάν το 
Δημόσιο ευθύνεται για οποιαδήποτε αύξηση του Κό¬ 
στους Επένδυσης. 

Ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο" σημαίνει το ύψος του 
μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου, που θα 
καταβληθεί σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο, το 
οποίο μετά την ολική καταβολή του δεν δυναται να 
είναι μικρότερο του ποσού των πέντε δισεκατομμυρίων 
(5.000.000 000 ) δραχμών, σε τιμές 1ης Ιανουάριου 1993, 
αναθεωρημένο κατά τις ημερομηνίες καταβολής, σύμ¬ 
φωνα με τα Συντελεστή Αναθεώρησης, που ορίζεται 
στην παρούσα. 

Ενδιάμεση Βεβαίωση " σημαίνει οποιαδήποτε από τις 
βεβαιώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6. 

Έπιβλέπων Μηχανικός" είναι η εταιρεία η Κοινοπραξία 
εταιρειών που συντελεί καθήκοντα επιβλεποντος κατά 
τη διάρκεια εκτελέσεως των Προδρόμων Εργασιών. 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ή Επιτροπή' σημαίνει 
είτε την οικονομική επιτροπή είτε την τεχνική επιτροπή 
που αναφέρεται στο άρθρο 38 της παρούσας. 

Εργασίες ' σημαίνει τις εργασίες, μόνιμες ή προσω¬ 
ρινές, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό και τα συναφή, 
περιλαμβανόμενων, αλλά όχι περιοριστικά, του τροχαίου 
υλικου, των ανταλλακτικών και του εξοπλισμού λειτουρ¬ 
γίας και συντήρησης, που απαιτούνται για τη μελέτη, 
κατασκευή και λειτουργία του Μετρά, τις οποίες ο 
Παραχωρησιουχος θα εκτελέσει ή θα προμηθεύσει σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας, συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των Παράλληλων Εργασιών Παραχωρησιούχου, 

Εργάσιμη Ημέρα' σημαίνει την ημέρα κατά την οποία 
οι τράπεζες είναι ανοιχτές στην Ελλάδα. 

"Εργο σημαίνει την ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, 
χρηματοδότηση, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντή¬ 
ρηση του Μετρά, από τον Παραχωρησιούχο, κατά τους 
όρους ιης παρούσας 

"Εργο πιλότος" σημαίνει, την υπάρχουσα σήραγγα 
που κατασκευάστηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης. 

"Εργοτάξιο· σημαίνει την έκταση γης, τους χώρους 
(συμπεριλαμβανομένου του αέρα και του υπεδάφους), 
τους δρομους και οποιαδήποτε επιφάνεια ή όγκο που, 
και για όσο χρόνο, απαιτούνται για την κατασκευή των 
εργασιοιν, τη λειτουργία, συντήρηση και τροποποίηση, 
εάν αυτή απαιτείται, του Μετρό, από τον Παραχωρη¬ 
σιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμ¬ 
βασης. 

"Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος" σημαίνει την ημέρα 
κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η παρούσα, με τη 


συνδρομή όλων των κατά το άρθρο 2 απαιτουμενων 
προϋποθέσεων. 

Ημέρα Λειτουργίας" σημαίνει την ημερομηνία κατα 
την οποία θα εκδοθεί ή θα θεωρηθεί ότι έχει εκδοθει, 
από το Δημόσιο η άδεια λειτουργίας του Μετρό, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. 

"Θετικές Ζημίες" σχετικά με ένα γεγονός σημαίνει το 
ποσό που απαιτείται για την αποζημίωση του Παραχω¬ 
ρησιούχου για οποιοδήποτε κόστος και/ή ζημία (συμπε¬ 
ριλαμβανομένων κσι τόκων, αμοιβών, εμπορικών προ¬ 
μηθειών και άλλων μορφών κόστους, που προέρχεται 
από υποχρεώσεις) που υπέστη, ως αποτέλεσμα του εν 
λόγιο γεγονότος ή εξαιτίας αυτού, μη συμπεριλαμβα¬ 
νομένων διαφυγόντων κερδών. Οι θετικές ζημίες, σχε¬ 
τικά με οποιαδήποτε καθυστέρηση, περιλαμβάνουν και 
απώλεια απόσβεσης* για ιδιόκτητο ή μη εξοπλισμό. 

"Θεωρημένη Γενική Οριστική Μελέτη" σημαίνει τη 
γενική μελέτη των κυρίων εργασιών που θα εκπονηθεί 
απο τον Παραχωρησιούχο ή για λογαριασμό του. σύμ¬ 
φωνα με το Παράρτημα 1 και για την οποία εκδίδεται 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό η βεβαίωση που ανα- 
φέρεται στο άρθρο 4.5.1 της παρούσας, όπως αυτή Οα 
διαμορφώνεται μετά την ενδεχόμενη τροποποίησή της 
με την απόφαση επί των τυχόν αντιρρήσεων της Υ¬ 
πηρεσίας. 

"Ίδια Κεφαλαία " σημαίνει τα ποσά που θα επενδυθούν, 
ως Μετοχικό Κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου, απο 
τους μετόχους του και αυτά που θα επενδυθουν. ως 
Δευτερογενή Δάνεια, σύμφωνα με το άρθρο 14.2, τα 
οποία δεν θα είναι μικρότερα από τα Ελάχιστα Ιδια 
Κεφάλαια. 

Ιδρυτές - Μέτοχοι ' σημαίνει συλλογικως τις εταιρίες 
ΒΟϋΥαυΕδ, ΒΟΜΒΑΠΟΙΕΠ. 3Υ5ΤΒΑ-50ΡΒΕΤυ και 
νΐΑ Ο.Τ.Ι. και Ιδρυτής Μέτοχος" σημαίνει χωριστά 
οποιαδήποτε από τις ανωτέρω εταιρίες. 

" Κατασκευαστής" (σημαίνει την Κατασκευαστική Κοι ¬ 
νοπραξία, που αποτελείται από τις εταιρείες 
ΒΟϋΥΟυΕδ, ΒΟΜΒΑΠΟΙΕΠ, 5Υ5ΤΗΑ-50ΡΒΕΤυ! 
δΝΟ-ΙΑνΑΕΙΝ και νΐΑ Ο.Τ.Ι. και τους διαδόχους των 
μελών της και επιτρεπόμενους εκδοχείς τους. 

"Κατάσταση Αφερεγγυότητας" αναφορικά με τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο σημαίνει οποιαδήποτε μη εκπλήρωση, εκ 
μέρους του Παραχωρησιούχου, οποιοσδήποτε ληξιπρό- 
θεομης και απαιτητής, κατά την παρούσα, οικονομικής 
του υποχρέωσης απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο η 
τρίτο, οφειλόμενη σε μη προσωρινή οικονομική αδυναμία 
του Παραχωρησιούχου, παρά την έγγραφη ειδοποίηση 
να συμμορφωθεί εντός εύλογου προθεσμίας, σε καμία 
όμως περίπτωση μικρότερης από εξήντα (60) ημέρες, 
που θα τάσσεται απο την Υπηρεσία ή η έκδοση δικα¬ 
στικής απόφασης για τη θέση του Παραχωρησιούχου 
σε αναγκαστική διαχείριση ή διάλυση ή θέση σε εκκα¬ 
θάριση ή διορισμό εκκαθαριστή ή πτώχευση, εφόσον, η 
απόφαση αυτή δεν αποβάλλει την ισχύ της, εάν τούτο 
είναι δυνατόν από το νόμο, ούτε ανακληθεί έως την 
εκπνοή της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα ήμερων. 

"Κείμενη Νομοθεσία" σημαίνει οποιοδήποτε καταστα¬ 
τικό. κανόνα, κανονισμό, εσωτερικό κανονισμό, διάταξη, 
κώδικα, δημοτική νομοθεσία, οποιαδήποτε τοκτικη η 
διοικητική πρακτική, κώδικα, πρότυπο, προδιαγραφή, 
οδηγία, εντολή ή απαίτηση οποιοσδήποτε αρμόδιας 
αρχής και οποιαδήποτε απόφαση, διάταγμα ή εντολή 
διαιτητικού ή τακτικού δικαστηρίου ή άλλης σχετικής 
αρμόδιας αρχής, που έχει εφαρμογή μετά τη 16η Αύ¬ 
γουστου 1993. 

"Κινητή Περιούσιο' σημαίνει όλο τον εξοπλισμό που 
θα χρησιμοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο, αναφορικά 
με το Μετρά και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το τροχαίο 
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υλικό, τα ανταλλακτικά και το σχετικό εξοπλισμό συ¬ 
ντήρησης, εξαιρούμενου του κατασκευαστικού και ερ- 
γοταξιακού εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται από τον 
Παραχωρησιούχο στην κατασκευή του Μετρό. Επίσης, 
περιλαμβάνει δικαιώματα ιδιοκτησίας του Παραχωρη- 
σιούχου επί του εξοπλισμού, που έχει πληρωθεί αλλά 
δεν έχει ακόμα παραδοθεί, για ενσωμάτωση στο Μετρό. 

'Κόστος Επένδυσης" σημαίνει τη διαφορά μεταξύ αφ' 
ενός της αναθεωρημένης καταβληθείσας συνολικής α¬ 
ξίας του Έργου, συμπεριλαμβανομένου και του κεφα- 
λαιοποιημένου τόκου κατά την περίοδο κατασκευής, και 
αφ' ετερου της αναθεωρημένης καταβληθείσας συμμε¬ 
τοχής του Ελληνικού Δημοσίου. 

"Κύριες Εργασίες ' σημαίνει όλες τις εργασίες που 
απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία 
του Μετρό, ώστε αυτό να είναι κατάλληλο για το σκοπό 
για τον οποίο σχεδιάστηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας και δεν είναι Παράλληλες Εργασίες. 

'Λεπτομερής Οριστική Μελέ ζη" σημαίνει τη λεπτομερή 
μελέτη των κυρίων εργασιών που θα εκπονηθεί από 
τον Παραχωρησιούχο ή για λογαριασμό του, σύμφωνα 
με το Παράρτημα 1, για τις οποίες εκδίδεται από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό η βεβαίωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 4.5.1 της παρούσας, όπως αυτή θα διαμορφώ¬ 
νεται μετά την ενδεχόμενη τροποποίησή της με την 
απόφαση επί των τυχόν αντιρρήσεων της Υπηρεσίας. 

"Μέση Μηνιαία Τεχνική Διαθεσιμότητα ΟΙ' είναι το 
μέγεθος που προκύπτει από την εφαρμογή του μαθη¬ 
ματικού τύπου: 

Σ < καθυστερήσεις > 4 λεπτών ^-στάσεις £ 4 λεπτών) 
μήνας 

ϋΐ- 1-___ 

θεωρητική συνολική διάρκεια εξυπηρέτησης 
περιόδου αναφοράς 

Όλα τα μεγέθη εκφράζονται σε λεπτά της ώρας 

"Μεταβολή" σημαίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, είτε 
των εν γένει προδιαγραφών του Έργου, όπως αναφέ- 
ρονται στο Παράρτημα 1 είτε των Λεπτομερών Ορι¬ 
στικών Μελετών, που θα συνταχθούν με βάση τις ως 
άνω προδιαγραφές είτε του Εγχειριδίου Λειτουργίας 
και Συντήρησης. 

"Μεταβολή Νομοθεσίας" σημαίνει οποιαδήποτε μετα¬ 
βολή στην "Κείμενη Νομοθεσία" που λαμβάνει χώρα 
μετά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, 
(16.8.1993) με τη θέση σε ισχύ νέων διεθνών συμβά¬ 
σεων, νόμων, διαταγμάτων, διοικητικών πράξεων ή κα¬ 
νονισμών ή με μεταβολή στην ερμηνεία ή στον τρόπο 
εφαρμογής τους ή με μεταβολή της σχετικής διοικητικής 
πρακτικής, μέσω εγκυκλίων ή οδηγιών. 

"Μετρό " σημαίνει το σύστημα υπόγειας σιδηροδρομι¬ 
κής μεταφοράς που θα κατασκευαστεί και θα λειτουρ¬ 
γήσει σε ορισμένα τμήματα της πόλεως της Θεσσα¬ 
λονίκης, όπως πληρέστερα περιγράφεται στο Παράρ¬ 
τημα 1 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

"Οριστική Μελέτη" σημαίνει τη Γενική Οριστική Μελέτη 
και τη Λεπτομερή Οριστική Μελέτη. 

"Παράλληλες Εργασίες' σημαίνει τις εργασίες που 
περιγράφονται ως τέτοιες στο άρθρο 6.2.2 της παρού¬ 
σας 

"Παράλληλες Εργασίες Δημοσίου", σημαίνει τις Πα¬ 
ράλληλες Εργασίες που το Δημόσιο δημοπρατεί, ανα¬ 
θέτει και εκτελεί με άλλες εργολαβίες. 

" Παράλληλες Εργασίες Παραχωρησιούχου" σημαίνει 
όλες τις Παράλληλες Εργασίες, με εξαίρεση τις Αρ¬ 
χαιολογικές Εργασίες, τις Υπηρεσιακές Εργασίες και 
τις Παράλληλες Εργασίες του Δημοσίου. 

"Παραχώρηση" σημαίνει τα αποκλειστικά δικαιώματα 
για τη λειτουργία, ανάπτυξη, διοίκηση, συντήρηση και 


εκμετάλλευση του Μετρό, τα οποία παραχωρούνται 
στον Παραχωρησιούχο, από το Ελληνικό Δημόσιο, ως 
αντάλλαγμα για την ανάληψη σπό τον Παραχωρησιούχο 
της υποχρέωσης του αχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, 
θέσης σε λειτουργία, λειτουργίας, συντήρησης και α¬ 
νάπτυξης του Μετρό, με μερική αυτοχρηματοδότηση, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

"Περισσός Κατασκευής" σημαίνει τη χρονική περίοδο 
που αρχίζει κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και 
λήγει την Ημέρα Λειτουργίας. 

"Περίοδος Λειτουργίας και Συντήρησης" σημαίνει τη 
χρονική περίοδο που αρχίζει την Ημέρα Λειτουργίας 
και λήγει στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης. 

"Περίοδος Παραχώρησης" σημαίνει την περίοδο που 
καθορίζεται στο άρθρο 3.2 της παρούσας. 

'Περίοδος Υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντή¬ 
ρησης" σημαίνει την περίοδο που αρχίζει με τη λήξη 
της Περιόδου Παραχώρησης και ολοκληρώνεται τρία 
(3) χρόνια μετά. 

"Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών 
σημαίνει τη βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. 

"Πρόγραμμα Γεγονότων Ορόσημο ' σημαίνει το πρό¬ 
γραμμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 5. 

"Προδιαγραφές Κατασκευής" σημαίνει τους κανόνες, 
κανονισμούς, πρότυπα, κώδικες, προδιαγραφές εκτε- 
λέσειος, άλλες προδιαγραφές, οδηγίες και κανόνες 
ασφαλείας, που θα εφαρμοσθούν στη μελέτη και κα¬ 
τασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, όπως προσδιορί¬ 
ζονται στο Παραρτημα 1. 

"Πρόδρομες Εργασίες" είναι οι εργασίες που περι¬ 
λαμβάνονται στο Παράρτημα 12 και στο άρθρο 6.15 
της παρούσας. 

"ΣΑ σημαίνει το σύνολο της δαπάνης των Παραλ¬ 
λήλων Εργασιών του Παραχωρησιούχου, που τιμολο¬ 
γούνται με βάση τις τιμές του Τιμολογίου Παραλλήλων 
Εργασιών, προσαυξανόμενων κατά το ποσοστό για γε¬ 
νικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ και ΟΕ), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας. 

" ΣΒ " σημαίνει το κατ' αποκοπήν τίμημα των Κυρίων 
Εργασιών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 6.2.1 πις πα¬ 
ρούσας. 

"Στάδιο" σημαίνει το καθένα από τα τμήματα των 
Κυρίων Εργασιών, όπως προσδιορίζονται στο Παράρ¬ 
τημα 4. 

"Σύμβαση' σημαίνει την παρούσα Σύμβαση, συμπερι¬ 
λαμβανομένων των Παραρτημάτων, όπως αυτά ανα¬ 
θεωρούνται, σύμφωνα με την παρούσα. 

"Σύμβαση Κατασκευής" σημαίνει τη Σύμβαση για τη 
μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό, 
μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Κατασκευαστή, 
η οποία προσαρτάται στην παρούσα, ως Παράρτημα 6. 

"Συμμετοχή" σημαίνει το ποσό των σαράντα δισεκα¬ 
τομμυρίων (40.000.000.000) δραχμών σε τιμές 1.1.1993. 
που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στον 
Παραχο^ρησιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα¬ 
ρούσας. 

"Συντελεστής Αναθεώρησης" σημαίνει το συντελεστή 
που προσδιορίζεται στο άρθρο 6.5 της παρούσας. 

"Τιμολόγιο Παραλλήλων Εργασιών" σημαίνει το τιμο¬ 
λόγιο πις Υπηρεσίας, σε τιμές 16.8.1993, επί του οποίου 
εφαρμόζεται η προσφερθείσα από την Κοινοπραξία 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" έκπτωση που προβλέπεται 
στο άρθρο 6.3.4 της παρούσας και χρησιμοποιείται για 
τον υπολογισμό του κόστους των Παραλλήλων Εργα¬ 
σιών του Παραχωρησιούχου. όπως πληρέστερα περι- 
γρόφεται στο Παράρτημα 4.β, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας. 

"Τμήματα του Έργου " σημαίνει τα εξής: 
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α) Τμήμα Αί του Έργου είναι το γεωγραφικά προσ¬ 
διορισμένο τμήμα του Έργου, που περιλαμβάνεται στο 
κατ' αποκοπήν αντικείμενο, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα 4. 

β) Τμήμα Βκ του Έργου είναι τμήμα του Έργου που 
περιλαμβάνεται στο κατ' αποκοπήν αντικείμενο και πε¬ 
ριλαμβάνει ορισμένα είδη εργασιών (ομάδες εργασιών), 
που μπορεί να περιέχονται σε ένα ή σε περισσότερα 
τμήματα Αί του Έργου, όπως περιγράφεται στο Πα¬ 
ράρτημα 4, 

γ) Τμήμα ΑίΒΚ του Έργου είναι το τμήμα των εργασιών 
Βκ που περιλαμβάνονται στο γεωγραφικό τμήμα του 
Έργου Αί. 

Υπηρεσία" σημαίνει την αρμόδια υπηρεσία του Υ¬ 
πουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, η οποία εκπροσωπεί νομίμως το Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο, στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης 
ή το νομικό πρόσωπο ή τον οργανισμό, στον οποίο 
τυχόν θα μεταβιβασθεί μέρος ή και το σύνολο των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου από την παρούσα, διατηρουμένης, σε κάθε πε¬ 
ρίπτωση, της εις ολόκληρον ευθύνης του Ελληνικού 
Δημοσίου έναντι του Παραχωρησιούχου, για την προ¬ 
σήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Δημοσίου, 
που προκύπτουν από την παρούσα. 

Υπηρεσιακές Εργασίες ' σημαίνει τις εργασίες σε 
σχέση με τον προσδιορισμό, απομάκρυνση και/ή μετα¬ 
τόπιση των δικτύων, που οι αρμόδιοι Οργανισμοί Κοινής 
Ωφέλειας δεν επιτρέπουν να εκτελεστούν από τον 
Παραχωοησιούχο και τις οποίες θα εκτελέσουν οι ίδιοι 
οι αρμοοιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας, μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας. 

Υποκατάστατο Πρόσωπο' σημαίνει το πρόσωπο που 
καθορίζεται στο άρθρο 32. 

'Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" σημαίνει το χρονοδιά¬ 
γραμμα που πρασαρτάται στην παρούσα ως Παράρτημα 
7, όπως αυτό θα επανασυντάσσεται από τον Παραχω- 
ρησιούχο σύμφωνα με το Παράρτημα 1 και όπως εκά- 
στοτε θα ισχύει. 

'Χρηματοδοπκές Συμβάσεις " σημαίνει τις συμβάσεις 
που μνημονεύονται στο Παράρτημα 2, όπως το Πα¬ 
ράρτημα αυτό θα διαμορφωθεί κατά το Χρηματοοικο¬ 
νομικό Κλείσιμο. 

"Χρηματοδοτικό Σχέδιο " σημαίνει, το χρηματοδοτικό 
σχέδιο που προσαρτάται ως Παράρτημα 3, όπως αυτό 
εκάστοτε αναθεωρείται και ισχύει. 

1.2 Ερμηνεία 

Οι ακόλουθοι κανόνες ερμηνείας θα εφαρμόζονται 
στην παρούσα Σύμβαση: 

1.2.1 Όπου απαιτείται από τα συμφραζόμενα, λέξεις 
στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό ή 
αντιστρόφως. 

1.2.2 Η λέξη "πρόσωπα", όπου απαιτείται από τα 
συμφραζόμενα, θα περιλαμβάνει φυσικά και νομικά πρό¬ 
σωπα. 

1.2.3 Η αναφορά στη Σύμβαση αυτή σε οποιοδήποτε 
άρθρο, τμήμα άρθρου, παράγραφο ή παράρτημα, εκτός 
αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο, αποτελεί αναφορά 
στο συγκεκριμένο τμήμα άρθρου, συγκεκριμένη παρά¬ 
γραφο ή συγκεκριμένο παράρτημα της παρούσας. 

1.2.4 Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για 
λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς και δεν θα λαμ- 
βάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας Σύμ¬ 
βασης. 

1.2.5 Κάθε αναφορά σε διατάξεις της παρούσας 
Σύμβασης νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις 


αυτής, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. 

1.2.6 Κάθε αναφορά στη Σύμβαση αυτή αναφέρεται 
στη Σύμβαση μαζί με τα Παραρτήματα αυτής. 

1.2.7 Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου 
νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις, όπως 
αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά ανα- 
φέρεται στην παρούσα. 

1.2.8 Η αναφορά σε πρόσωπο θα περιλαμβάνει τους 
καθολικούς διαδόχους του, καθώς και τους επιτρεπό¬ 
μενους ειδικούς διαδόχους και εκδοχείς. 

1.2.9 Ως μήνας/έτους νοείται η χρονική περίοδος 
που αρχίζει μία ημέρα εντός ενός ημερολογιακού μη- 
νός/έτους και λήγει την αριθμητικά αντίστοιχη ημέρα 
του επόμενου ημερολογιακού μηνός/έτους, εκτός εάν 
δεν υπάρχει αριθμητικώς αντίστοιχη ημέρα εντός του 
μηνός/έτους, στον οποίο η περίοδος αυτή λήγει, οπότε 
η χρονική αυτή περίοδος θα λήγει την τελευταία ημέρα 
του ημερολογιακού αυτού μηνός του υπόψη έτους ή 
του επόμενου έτους. 

1.2.10 Οποτεδήποτε στην παρούσα Σύμβαση γίνεται 
αναφορά σε αριθμό ημερών, θα νοείται ότι γίνεται 
αναφορά σε ημερολογιακές ημέρες, εκτός και αν ειδικώς 
μνημονεύονται Εργάσιμες Ημέρες. 

1.2.11 Οποτεδήποτε στην παρούσα Σύμβαση ή στα 
Παραρτήματα αυτής προβλέπεται η κοινοποίηση ή η 
έκδοση εντολής αιτήματος επιβεβαιώσεως, συγκατάθε¬ 
σης, εγκρίοεως πιστοποιητικού ή προσδιορισμού απο 
οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός και εάν προβλέπεται 
διαφορετικά στην παρούσα, η κοινοποίηση, εντολή, 
αίτημα, επιβεβαίωση, συγκατάθεση, έγκριση, πιστοποιη¬ 
τικό ή προσδιορισμός θα δίδεται εγγράφως και οι λέξεις 
'αιτούμαΓ, "εντέλλομαι", "κοινοποιώ", "βεβαιώνω", "συ- 
γκατατίθεμαΓ, "εγκρίνω", "πιστοποιώ" ή προσδιορίζω" 
θα ερμηνεύονται αναλόγως. 

1.2.12 "Έγκριση" (και συναφείς όροι "εγκρίνω" ή "ε- 
νεκρίθη ), θα σημαίνουν συμμόρφωση με τους όρους 
της εγκρίοεως αυτής, όπως εκτίθενται στην παρούσα 
Σύμβαση. 

1.3 Εκπρόσωποι των Συμβαλλόμενων Μερών 

1.3.1 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημο¬ 
σίου θα οριστεί εντός μηνός από την υπογραφή της 
παρούσας και θα εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί στο όνομα 
και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για όλες 
τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης. 

1.3.2 Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Παραχωρησιούχου 
θα ορισθεί εντός μηνός από την υπογραφή της πα¬ 
ρούσας και θα εξουσιοδοτηθεί, με πρακτικό του Διοι¬ 
κητικού Συμβουλίου του Παραχωρησιούχου, να ενεργεί 
στο όνομα και για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, 
για όλες τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης. 

1.3.3 Οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλόμενων Μερών 
δύναται να κοινοποιήσει στο έτερο Μέρος την πρόθεσή 
του να αλλάξει το Νόμιμο Εκπρόσωπό του και την 
ημερομηνία κατά την οποία η αλλαγή αυτή θα λάβει 
χώρα. 

1.3.4 Η επικοινωνία μεταξύ της Υπηρεσίας και του 
Παραχωρησιούχου θα γίνεται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 37 της παρούσας. 

1.3.5 Έκαστο των Συμβαλλόμενων Μερών δηλώνει 
και εγγυάται, δια της παρούσας, ότι όλη η αλληλογραφία 
που θα υπογράφεται από τον Εκπρόσωπό του θα 
θεωρείται ως αλληλογραφία του ίδιου του Συμβαλλό¬ 
μενου Μέρους, η οποία θα το δεσμεύει νομίμως, σύμ¬ 
φωνα με την παρούσα, χωρίς να απαιτείται το έτερο 
των Συμβαλλόμενων Μερών να ερευνά την εξουσία 
εκπροσωπήσεως του Εκπροσώπου του πρώτου. 

1.3.6 Αντίκλητος του Παραχωρησιούχου ορίζεται με 
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την παρούσα ο κος Απόστολος Αλαμανής, κάτοικος 
Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αποστόλου Παύλου αριθμός 
4 . 

1.3.7 Νομιμότητα, ακρίβεια κ.λπ. των κατατεθέντων 
στοιχείων: 

Ο Παραχωρησιούχος και όλοι οι ανωτέρω, υπό ο¬ 
ποιαδήποτε ιδιότητα. Συμβαλλόμενοι, με ατομική τους 
ευθύνη, βεβαιώνουν το Δημόσιο ότι όλα τα νομιμοποιη- 
ηκά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Δημόσιο κατά την 
υπογραφή της παρούσας: 

α. Είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και 

β. Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της 
παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων της και 
πάντως, έστω κι αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αποδέ¬ 
χονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υπο¬ 
χρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με 
δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσιστα και σε 
εύλογο χρόνο από τη γνωστοποίηση σε αυτούς ή την 
καθ' οιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης. 

2ϋ^ΩΧΠ0ΘΕΣ ΕΙΣ Ε ΝΑ ΡΞΗυΐΧϊΩΣ.. Τ ΗΣ_ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερο¬ 
μηνία που θα πληρωθούν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2.1.1 Η Σύμβαση αυτή να έχει κυρωθεί με νόμο και 
τόσο η Σύμβαση αυτή όσο και ο κυρωτικός νόμος να 
έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2.1.2 α. Οι ιδρυτές μέτοχοι να έχουν αναλάβει να 
εξασφαλίσουν στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το 
Χρηματοδοτικό Σχέδιο, επικαιροποιημένο κατά την η¬ 
μέρα του Οικονομικού Κλεισίματος, συνολικό ποσό ίσο 
με τη διαφορά μεταξύ Ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου 
και μετοχικού κεφαλαίου και να έχουν παραδώσει στον 
Παραχωρησιούχο αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17.1.1 της πα¬ 
ρούσας. 

β. Ο Παραχωρησιούχος να έχει υπογράψει τις Χρη¬ 
ματοδοτικές Συμβάσεις ή τη Χρηματοδοτική Σύμβαση, 
αναφορικά με τα Δευτερογενή Δάνεια που προβλέπονται 
στο Χρηματοδοτικό του Σχέδιο και οι Συμβάσεις αυτές 
να έχουν κοινοποιηθεί στο Δημόσιο και να έχουν τεθεί 
σε ισχύ, εφόσον προβλέπονται τέτοια δάνεια στο Χρη¬ 
ματοδοτικό του Σχέδιο, το οποίο (Χρηματοδοτικό Σχέ¬ 
διο) να το έχει κοινοποιήσει στο Δημόσιο, επισυνάπτο¬ 
ντας σε αυτό αντίγραφο των Χρηματοδοτικών Συμβά¬ 
σεων ή της Χρηματοδοτικής Συμβάσεως, οι οποίες να 
έχουν τεθεί σε ισχύ. 

2.1.3 Ο Παραχωρησιούχος να έχει συνάψει όλες τις 
Δανειακές Συμβάσεις, που προβλέπονται από το Χρη¬ 
ματοδοτικό του Σχέδιο, οι οποίες να έχουν καταλλήλως 
υπογράφει από τους Δανειστές και να έχουν εκπληρωθεί 
ή αρθεί όλες οι προϋποθέσεις που προηγούνται της 
πρώτης αναλήψεως, κατά τις Χρηματοδοτικές Συμβά¬ 
σεις, και να έχει κοινοποιήσει σχετικά αντίγραφα στο 
Ελληνικό Δημόσιο. Το γεγονός αυτό της εκπλήρωσης 
ή της άρσης των παραπάνιο συνθηκών ορίζεται ως 
■Οικονομικό Κλείσιμο". 

2.1.4 Ο Παραχωρησιούχος να έχει υποβάλει εγγράφως 
στο Ελληνικό Δημόσιο αντίγραφα των Εγγυητικών Ε¬ 
πιστολών Καλής Εκτέλεσης Κατασκευής, Λειτουργίας 
και Συντήρησης, οι οποίες θα του δοθούν σύμφωνα με 
το άρθρο 17.2 της παρούσας. 

2.2 Το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέσει εγκαίρως, 
μετά την υπογραφή της, την παρούσα Σύμβαση προς 
κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων και να λάβει πρόνοια 
για όλες τις διαδικασίες και να ετοιμάσει όλα τα έγγραφα 
που απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. 


2.3 Στην περίπτωση που είτε: (α) η Σύμβαση δεν 
κυρωθεί με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων, μέχρι το 
πέρας του τετάρτου (4ου) μήνα από την υπογραφή της 
παρούσας ή (β) οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.1.2, 2.1.3 και 2.1.4 του παρόντος άρ¬ 
θρου δεν έχουν εκπληρωθεί μέχρι το πέρας του δέκατου 
έκτου (16ου) μήνα από την υπογραφή της παρούσας, 
με την επιφύλαξη των παρατάσεων που θα συμφωνη- 
θούν γραπτώς μεταξύ των Μερών, η παρούσα Σύμβαση 
δεν θα παράγει αποτελέσματα και θα ακυρώνεται και 
τα Μέρη θα απαλλάσσονται από κάθε τυχόν ευθύνη η 
αξίωση αποζημίωσης έναντι αλλήλων. 


3.0 Γενικά 

Με τη Σύμβαση αυτή και με τους όρους που ανα¬ 
γράφονται σε αυτήν, το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί 
στον Παραχωρησιούχο το δικαίωμα και ο Παραχωρη¬ 
σιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδο¬ 
τήσει, σχεδιάσει, κατασκευάσει, θέσει σε λειτουργία, 
ολοκληρώσει, αναπτύξει, συντηρήσει, διαχειριστεί και 
λειτουργήσει το Μετρά, με δικό του κίνδυνο και ευθύνη, 
χωρίς να δικαιούται να εγείρει οποτεδήποτε, κατα του 
Ελληνικού Δημοσίου, οποιαδήποτε χρηματική απαίτηση 
ή απαίτηση για παροχή εγγυήσεως του Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου, εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα 
Σύμβαση. 

3.0.1 Γνώση συνθηκών 

Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, 
ο Παραχωρησιούχος: 

α. Εχει λάβει πλήρη γνώση: 

- της κατάστασης της γης και των εγκαταστάσεων, 
στις οποίες αποκτά δικαιώματα, 

- του είδους και της έκτασης του κινδύνου που 
αναλαμβάνει, αναφορικά με την Παραχώρηση. 

β. Έχει συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανό¬ 
μενων, μεταξύ άλλων, πληροφοριών για τη φύση, την 
τοποθεσία και την κατάσταση της γης και του υπεδά¬ 
φους, των υδρολογικών, γεωλογικών, γεωτεχνικών και 
υπογείων συνθηκών. 

γ. Έχει λάβει υπόψη: 

- τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών και ε¬ 
γκαταστάσεων, 

- την ποιότητα των υπαρχουσών κατασκευών, που 
θα χρησιμοποιηθούν ως μέρος του Μετρό, 

- τις συνθήκες και τη διαθεσιμότητα εργασίας, 

- τους μισθούς, τις απαιτήσεις για την ασφάλεια και 
υγιεινή των εργαζομένων, 

- τα περιβαλλοντικά ζητήματα, που συνδέονται με 
την κατασκευή του Έργου, 

- την επάρκεια κοινωφελών υπηρεσιών, 

- τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη 
νομοθεσία, γενικά και ως προς τα ανωτέρω, 

- τις απαιτούμενες, για την κατασκευή του Έργου, 
άδειες και εγκρίσεις. 

3.0.2 Ο Παραχωρησιούχος δεν απαλλάσσεται, κατά 
οποιονδήποτε τρόπο, από οποιαδήποτε υποχρέωση που 
απορρέει από τη Σύμβαση αυτή, αν οποιοσδήποτε πλη¬ 
ροφορίες, που παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο, 
πριν από την υπογραφή της Σύμβασης ή οποιονδήποτε 
άλλον τυχόν είναι λανθασμένες ή και ανεπαρκείς και 
θα προβεί στη δική του εξέταση, αναφορικά με την 
ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών αυτών. 

3.0.3 Σε σχέση με τον υποβιβασμό της στάθμης του 
Έργου που περιγράφεται στο άρθρο 6.15.5 της πα¬ 
ρούσας, ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για τις επιπλέον εργασίες 
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για τον υποβιβασμό αυτόν, δεν βαρύνεται όμως με τις 
δαπάνες των επιπλέον εργασιών που προκύπτουν από 
την ύπαρξη υδάτοιν, εφόσον αυτά συναντηθούν και σε 
όποιο σημείο συναντηθούν, λόγιο του υποβιβασμού πις 
στάθμης του Εργου, από την προβλεπομενη στάθμη 
του Παραρτήματος 1 στη νέα στάθμη υποβιβασμού. 

3.1 Αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης είναι: 
α. Ο σχεδιααμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρημα¬ 
τοδότηση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η συντή¬ 
ρηση του Μετρά, σύμφωνα με τους όρους της παρού¬ 
σας, έναντι της παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο 
προς τον ΠαραχωρησιαΟχο, του αποκλειστικού δικαιώ¬ 
ματος λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του 
Μετρά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

β. Η μελέτη και κατασκευή των Παραλλήλων Εργασιών 
Πσρσχωρησιουχου, σύμφωνα με τους όρους της πα¬ 
ρούσας. 

3.1.1 Παροχή του Παραχωρησιουχου 

Με βάση την παρούσα Σύμβαση, ο Πσραχωρησιούχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

α. Να εκπονήσει όλες τις μελέτες και πς συναφείς 
έρευνες, σχετικά με τις Κύριες Εργασίες του Μέτρο 
και τις Παράλληλες Εργασίες του Παραχωρησιουχου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παοαρτημα 1. 

β. Να κατασκευάσει όλα τα έργα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισμούς του Μέτρο, με την απαιτουμενη υψηλή 
ποιότητα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα προβλεπό- 
μενα στην παρούσα και το Παράρτημα 1, ώστε αυτό 
να είναι κατάλληλο για το σκοπό που σχεδιάστηκε και 
με την απαιτουμενη ασφάλεια που αρμόζει σε ένα 
σύγχρονο Ευροιπαικό Μετρά. 

γ. Να λειτουργήσει το Μετρά καθ’ όλη τη διάρκεια 
της Περιόδου Λειτουργίας και να το συντηρεί σύμφωνα 
με τα προβλεπομενα στην παρούσα, με δίκη του ευθύνη 
και δαπάνες. Ειδικότερα αναλαμβάνει να εξασφαλίσει 
μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας και για άλα τα 
υπόλοιπα χρονιά της Περιόδου Λειτουργίας Μέση Μη¬ 
νιαία Τεχνική Διαθεσιμότητα του Μέτρο ίση με 0,98. 

δ. Να χρηματοδοτήσει το Μέτρο (μελέτες, έρευνες, 
κατασκευές των Κυρίων Εργασιών, περιλαμβανόμενοι 
των δαπανών εγκαταστάσεων, εξοπλισμών και τροχαίου 
υλικού, συντήρησης και λειτουργίας), πέραν της Συμ¬ 
μέτοχης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προ¬ 
βλεπόμενα στην παρούσα, 

ε. Να χρηματοδοτήσει το Έργο με ποσό δέκα δισε¬ 
κατομμυρίων (10.000.000.000 σε τιμές 16.8.1993) δραχ¬ 
μών για τη μελέτη και εκτέλεση των Παράλληλων 
Εργασιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

στ. Να παραδωσει στο Ελληνικό Δημόσιο το Μετρό, 
μετά του κινητού και ακίνητου εξοπλισμού του και του 
τροχαίου υλικου, εν πλήρει λειτουργία, σε καλή κατά¬ 
σταση, μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας, λαμβανομένης 
υπόψη της φυσιολογικής φθοράς, 
ζ. Ο Πσραχωρησιούχος θα εξασφαλίσει, με ευθύνη 
και δαπάνες του, ότι ο Διαχειριστής θα υποβοηθήσει 
το Δημόσιο στη λειτουργία και συντήρηση του Έργου, 
κατά την Περίοδο Υποστήριξης της Συντήρησης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 

η. Να προσαρμόζει με ευθύνη και δαπάνες του το 
Μετρό στις ανάγκες πις επιβατικής κίνησης μέχρι το 
όριο των 18 000 επιβατών ανά ώρα και κατεύθυνση στις 
ώρες αιχμής. 

3.1.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας 
Σύμβασης ο Πσραχωρησιούχος αναλαμβάνει, επίσης, 
και τις κατωτέρω υποχρεώσεις, τις οποίες πρέπει να 
εκπληρώσει με μέριμνα και δαπάνες του: 
α. Να εκπονήσει τις μελέτες για τη λειτουργία, εκ¬ 


μετάλλευση και συντήρηση του Μετρά. 

0· Ηα καταρτίσει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συ¬ 
ντήρησης του Μετρό και να το επικαιροποιει, όπως θα 
καθίσταται αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. 

γ. Να συντηρεί ή και να ανανεώνει τον εξοπλιαμο, 
κινητό ή μη, του Μετρό, στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης και των προδιαγραφών του Παραρπίματος 
1, προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες συντήρησης 
και συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις πις Σύμβασης, 
σχετικά με το επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης, 
και να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί 
ασφαλείας. 

δ. Να εκπαιδεύσει, κατά το τελευταίο έτος της Πε¬ 
ριόδου Παραχώρησης, προσωπικό μέχρι είκοσι πέντε 
(25) ατόμων, που θα αναλάβει εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου, τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό. 

3.1.3 Παροχή του Ελληνικού Δημοσίου (Συμβατικό 
Αντάλλαγμα) 

Το Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατά¬ 
ξεων της παρούσας Σύμβασης: 

3.1.3.1 Αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

α. Να καταβαλει στον Παραχωρησιούχο χρηματικό 
ποσό, που σε τιμές 1.1.1993 καθορίζεται σε σαραντα 
δισεκατομμύρια (40.000.000.000) δραχμές. Το ποσό τού¬ 
το θα αναθεωρείται με το Συντελεστή Αναθεώρησης 
και θα καταβάλλεται κατά τη διάρκεια της Περιόδου 
Κατασκευής του Μετρό, ανάλογα με την πρόοδο των 
Εργασιών και σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο 
που θα συνταχθεί κατά το "χρηματοοικονομικό κλείσιμο 
και με τα άρθρα 6 και 13 της παρούσας. 

β. Να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο το αντάλλαγμα 
που αντιστοιχεί στις Παράλληλες Εργασίες, τις πέραν 
Των δρχ. δέκα δισεκατομμυρίων (10.000.000.000). σε 
τιμές 16.8.1993, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

3.1 3.2 Παραχωρεί με την παρούσα στον Παραχωρη- 
σιουχο το αποκλειστικό δικαίωμα και προνόμιο της 
λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Μέτρο, 
μέχρι τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Ο Παρα- 
χωρησιούχος θα ασκεί το δικαίωμα αυτό με απόληψη 
των εσόδων απο τα εισιτήρια και απο την επιδότηση 
των εισιτηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, 
καθώς και των ενδεχόμενων εσόδων από άλλες εκμε¬ 
ταλλεύσεις, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.3.4, 

3.1.3.3 Αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, 
καθ όλη την διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας του 
Μετρό, επιδοτούμενη επί του εισιτηρίου, κατά ένα πο¬ 
σοστό πις τιμής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 15 της παρούσας. 

3.1.3.4 Το Ελληνικό Δημόσιο εκχωρεί το δικαίωμα 
στον Παραχωρησιούχο να εγκαθιστά διαφημίσεις ή ε¬ 
μπορικές εκμεταλλεύσεις σε χώρους του Μετρό, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας, 

3.2 Περίοδος Παραχώρησης 

3.2.1 Η Περίοδος Παραχώρησης έχει αφετηρία την 
Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος και λήξη είκοσι πέντε (25) 
έτη αργότερα, εκτός εάν η Σύμβαση λυθεί ή παραταθεί 
πριν την ημερομηνία αυτή, κατά τους όρους της πα¬ 
ρούσας Σύμβασης. 

3.2.2 Παρατάσεις της Περιόδου Παραχώρησης του 
Έργου, που προβλέπονται στην παρούσα, χορηγείται 
οτις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας Σύμβασης, χορηγείται παράταση της 
Προθεσμίας Περατώσεως πις Κατασκευής, 

β. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται παράταση, για 
λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους, που προβλε- 
πονται στην παρούσα. 
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3.3 Ο Παραχωρησιούχος θα εκτελεί πς υποχρεώσεις 
του κατά τρόπον ώστε να συμμορφώνεται με όλους 
τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, όπως εκάοτοτε 
ισχύουν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αοθρου 
28 του παρόντος. 

3.4 Τα Μέρη δηλώνουν, εγγυώνται και επιβεβαιώνουν 
ότι: 

α) έχουν την πλήρη ισχύ, εξουσιοδότηση και νομικό 
δικαίωμα νπ εκτελέσουν την παρούσα Σύμβαση και να 
εκπληρώσουν τις εξ αυτής υποχρεώσεις τους. 

β) έχουν νομίμως εξουσιοδοτηθεί για όλες τις απα¬ 
ραίτητες προς- τούτο ενέργειες για την εκ μέρους τους 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους και, όσον αφορά 
το Δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες νομοθετικές, 
εκτελεστικές, διοικητικές: και άλλες κυβερνητικές πρά ¬ 
ξεις, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 2.1.1 
του παρόντος. 

ν) έχουν νομίμως υπογράφει την παρούσα Σύμβαση 
και ότι αυτή αποτελεί τη νόμιμη, δεσμευτική και σε ισχύ 
υποχρέωσή τους έναντι αλλήλων, σιίμφωνα με τους 
όρους της παρούσας. 

Το Δημόσιο δηλώνει, κγγυαται και συμφωνεί, δια της 
παρούσας, ότι προκειμένου να εξασφαλιοΟεί η νομιμό ¬ 
τητα, ισχύς, εφαρμογή ή αποδοχή της παρούσας Σύμ¬ 
βασης, δεν απαιτείται η καταχώριση, εγγραφή ή κατά¬ 
θεσή της σε οποιοδηποτε (δικαστήριο η άλλη αρχή η 
η επικύρωση της ή η οποιαδήποτε χαρτοσήμαναή της 
ή η καταβολή φόρου σε σχέση με την παρούσα, με την 
επιφύλαξη της κυρωσεώς της με νόμο, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 1 1 πις παρούσας. 

4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡ ΓΟΥ ΤΟΥ ΜϋΙΕΩ. ,-_ΕΓΙΩΠΙ£!Δ_ί<Λί 
ΕΠΙΒΛ ΕΨΗ 

4.1 Υποχρεώσεις του Γίαρπχωοησιουχου σε σχέση με 
τη μελέτη. Ελεγχος Μελετών. Διορισμός του Ανεξάρ¬ 
τητου Μηχανικού. 

4.1.1 Ο Παραχωρηαιουχος αναλαμβάνει την υποχρέω¬ 
ση σύνταξης και ολοκλήρωσης της Γενικής και Λεπτο¬ 
μερούς Οριστικής Μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των 
Κατασκευαστικών Σχεδίων, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας, τις Προδιαγραφές, το Παραρτημα 1 και 
τα εγχειρίδια διασφάλισης της ποιότητας για την εκ¬ 
πόνηση και τον έλεγχο της μελέτης, κατά πι διαδικασία 
150 9001 

4.1 2 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει επίσης την 
υποχρέωση εκτέλεσης οποιωνδήποτε ερευνών και διε¬ 
νέργειας οποιωνδήποτε δοκιμών που θεωρεί αναγκαίες 
για το σχεδίασμά και τη μελέτη των Κύριων Εργασιώιν, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, τις Προδια¬ 
γραφές και το Παράρτημα 1. 

4 13 0 Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέω¬ 
ση να εκπονήσει οποιοσδήποτε περαιτέρω ευλόγως 
απαραίτητες έρευνες και δοκιμές στους χώρους του 
Έργου, που μπορεί να επισημάνει. ο Ανεξάρτητος Μη¬ 
χανικός, κατά τον έλεγχο του προγράμματος των ε¬ 
ρευνών και δοκιμών στους Χοίρους του Έργου, όπως 
ετοιμάστηκαν από τον Παραχωρησιούχο και οποιαδή- 
ποτε, τυχόν, επιπλέον μελέτη, που προκόψει από αυτές. 

4.1.4 Οποιοδήποτε μέρος της εκπόνησης της Ορι ¬ 
στικής Μελέτης μπορεί να ανατεθεί υπεργολαβικά σε 
υπεργολάβο μελετητή, χωρίς να απαλλάσσεται ο Πα¬ 
ραχωρησιούχος, με οποιονδήπατε τρόπο, από τις ευ¬ 
θύνες του απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, δυνάμει πις 
παρούσας. Ο υπεργολάβος μελετητής θα διαθέτει τα 
σχετικά προσόντα και εμπειρία για το σκοπό της υ¬ 
περγολαβίας. Η Υπηρεσία και ο Ανεξάρπιτος Μηχανικός 
θα ενημερώνεται από τον Παραχωρησιούχο για την 


ταυτότηια ιου μελετητή υπεργολάβου και το αντικείμενο 
της εργασίας που του ανατέθηκε με υπεργολαβία 

4.1.5 Ο Παοαχωρησιουχος και το Ελληνικό Δημόσιο 
θα προσλάβουν από κοινού Ανεξάρτητο Μηχανικό, διε¬ 
θνούς φήμης και κύρους, σχετικής με το έργο κατάρ¬ 
τισης και πείρας, για τους σκοπούς των καθηκόντων 
και ευθυνών που προσδιορίζονται στο παρόν και ανε - 
ξάρτητο από τα Μέρη τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν 
από ιην ημερομηνία του Οικονομικού Κλεισίματος. Η 
επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού γίνεται μεταξύ 
Οίκοι ν συνεργαζομένων/αποδεκτών στις Δανείοτριες 
Τράπεζες (συμπεριλσμβανομένης και της Ε.Τ.Επ.), απο 
Επιτροπή σπφν οποία συμμετέχουν το Δημόσιο, οι Δά¬ 
νειο τριες Τράπεζες και ο Παραχωρησιούχος. Η Επι¬ 
τροπή αυτή επιλέγει τρεις υποψήφιους Οίκους και η 
τελική επιλογή του ενός απο τους τρεις γίνεται από 
το Δημόσιο. Αν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) η¬ 
μερών από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της άνω 
κατάστασης των υποψηφίων το Δημόσιο δεν επιλέξει 
τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, η επιλογή γίνεται απο τις 
Δανείοτριες Τράπεζες μεταξύ των άνω τριών υποψη¬ 
φίων. Ο Παραχωρησιούχος θα προβει οπιν κατάρτιση 
σχετικής σύμβασης με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμ¬ 
φωνα με τους βασικούς όρους του Παραρτήματος 13. 
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται στην περίπτωση ι- 
ντικοΓάστασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού. Ο Ανε¬ 
ξάρτητος Μηχανικός που θα προσληφθει θα πρεπει να 
είναι και ιης αποδοχής των Δανειστριων Τραπεζών 

4.2 Αντικείμενο Μελετών 

4.2.1 Ο Παραχωρησιούχος θα αναλάβει την εκπόνηση 
της Γενικής Οριστικής Μελέτης, εντός των έξι πρώτων 
μηνών, σύμφωνα με πς Προδιαγραφές και το Παραρπφια 
1 και με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών και 
δοκιμών. 

4.2.2 Η Γενική Οριστική Μελέτη θα εμφανίζει τις 
κύριες διαστάσεις και θα περιέχει τα κυρία τεχνικά 
χαρακτηριστικά των Κυρίων Εργασιών. 

4.2.3 Μετά τον έλεγχο και πιστοποίηση πις Γενικής 
Οριστικής Μελέπις απο τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, ο 
Παραχωρησιούχος θα εκπονήσει τη Λεπτομερή Οριστική 
Μελέτη, η οποία θα περιέχει όλες πς αναγκαίες λε¬ 
πτομέρειες και διαστάσεις που θα επιτρέψουν την ε¬ 
κτέλεση των Κυρίων Εργασιών. 

4.3 Ελεγχος Μελέτιόν - Ερευνών 

4.3.1 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα ασκεί όλα τα 
δικαιώματα και τα καθήκοντά του, σύμφωνα με πς 
διατάξεις της παρούσας και της Σύμβασης Ανεξάρτητου 
Μηχανικού. Σε σχέση με τις Μελέτες, ο Ανεξάρτητος 
Μηχανικός; 

- Ελέγχει το αντικείμενο ερευνών και δοκίμων, που 
έχει ετοιμάσει ο Παραχωρησιούχος, ελέγχει και σχο¬ 
λιάζει την καταλληλότητα και επάρκεια του, για τους 
σκοπούς της μελέπις, και αποστέλλει στον Παραχω¬ 
ρησιούχο και την Υπηρεσία αντίγραφο του ελεγμένου 
αντικειμένου. 

- Παρακολουθεί πιν εκπόνηση ερευνών και δοκίμων. 

- Ελέγχει και βεβαιώνει (μέσω των Βεβαιώσεων Ε¬ 
λέγχου Μελέτης) ότι η Γενική και Λεπτομερής Οριστική 
Μελέτη είναι σύμφωνη με τις Προδιαγραφές και το 
Παράρτημα 1. 

- Ελέγχει και βεβαιώνει ότι τα εγχειρίδια διασφάλισης 
ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου είναι σύμφωνα με τις 
διαδικασίες 180 9001 και τους άλλους σχετικούς ορούς 
της Σύμβασης, δίνει στον Παραχοιρησιουχο και στην 
Υπηρεσία ένα αντίγραφο των ελεγχθέντων και θεωρη- 
θέντων εγχειριδίων και ελέγχει την εφαρμογή τους 
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- Συντάσσει και αποστέλλει στον Παραχωρησιούχο 
και στην Υπηρεσία περιοδικές εκθέσεις προόδου, που 
θα καλύπτουν τη δραστηριότητα της προηγούμενης 
περιόδου, και σχολιάζει τους δυνητικούς κινδύνους 
καθυστέρησης. 

- Εκδίδει και αποστέλλει στον Παραχωρησιούχο και 
την Υπηρεσία όλες τις βεβαιώσεις Ελέγχου Μελέτης 
και τα θεωρημένα έγγραφα. 

- Ελέγχει, αναφέρει και σχολιάζει την κατάσταση της 
απόκτησης και παράδοσης του Εργοταξίου, τις Αδειες, 
τις περιβαλλοντικές μελέτες και συμφωνίες, τις διευ¬ 
θετήσεις παράκαμψης κυκλοφορίας, τις Παράλληλες 
Εργασίες και οποιαδήποτε άλλα συμβάντα ή συνθήκες, 
που δύναται να καθυστερήσουν την έναρξη της κατα¬ 
σκευής ή την πρόοδο των Κυρίων Εργασιών σύμφωνα 
με το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής. 

Επισημαίνει την απαιτούμενη ενέργεια για την απο¬ 
φυγή ή τη μείωση των καθυστερήσεων. 

4.3.2 Η Υπηρεσία λαμβάνει από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό τις ως άνω εκθέσεις προόδου, το πρόγραμμα 
υποβολής των στοιχείων της μελέτης (όπως αυτό ο¬ 
ρίζεται στη Σύμβαση Κατασκευής), αντίγραφα όλων των 
βεβαιωμένων τμημάτων της Γενικής και Λεπτομερούς 
Οριστικής Μελέτης. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητεί 
πληροφορίες από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό για την 
εν γένει δραστηριότητά του, 

- να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα γραφεία 
του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 

- να παρίστατπι στις συσκέψεις μεταξύ Παραχωρη- 
σιούχου, Κατασκευαστή, Διαχειριστή και Ανεξάρτητου 
Μηχανικού. 

4.4 Αμοιβή Ανεξάρτητου Μηχανικού 

Η αμοιβή του Ανεξάρτητου Μηχανικού περιλαμβάνεται 
στο συνολικό κόστος του Έργου, εισπράττεται με α¬ 
ναλήψεις αυτόματα, μετά από έγκριση των Δανειστών 
(είτε από λογαριασμό εσόδων είτε με άλλον τρόπο), 
όπως θα καθορισθεί κατά τη διάρκεια του χρηματοοι¬ 
κονομικού κλεισίματος, σε συμφωνία με τους Δανειστές. 

4.5 Διαδικασία Ελέγχου, από τον Ανεξάρτητο Μηχα¬ 
νικό, των Ερευνών και Δοκιμών και της Οριστικής 
Μελέτης 

4.5.0 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να κατανέμει 
την Οριστική Μελέτη σε ευλόγως ανεξάρτητα τμήματα 
των Κυρίων Εργασιών, βάσει ιδιαιτερότητας ή γεωγρα¬ 
φικής τοποθεσίας ή άλλων κριτηρίων και να εκτελεί τις 
απαιτούμενες υποβολές σε διαφορετικά στάδια, σύμ¬ 
φωνα με την παραπάνω κατανομή. 

4.5.1 Η Βεβαίωση Ελέγχου Μελετών, που εκδίδεται 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σε σχέση με οποιοδή- 
ποτε τμήμα της Γενικής και Λεπτομερούς Οριστικής 
Μελέτης, θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω τμήμα της 
Γενικής ή Λεπτομερούς Οριστικής Μελέτης ανταπο- 
κρίνεται στις Προδιαγραφές και το Παράρτημα 1. 

4.5.2 Εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής οποιοσδήποτε τμήματος της Γενικής ή Λε¬ 
πτομερούς Ορισπκής Μελέπις, ο Ανεξάρτητος Μηχα¬ 
νικός θα πιστοποιεί τη συμφωνία του εν λόγω τμήματος 
της Γ ενικής ή Λεπτομερούς Οριστικής Μελέτης με το 
Παράρτημα 1 και με τις Προδιαγραφές ή θα γνωστοποιεί 
και θα δικαιολογεί εγγράφως όλες τις παρατηρήσεις 
του. 

Ο Παραχωρησιούχος θα διορθώνει οποιαδήποτε μη 
συμφωνία και θα υποβάλλει εκ νέου τη διορθωμένη 
μελέτη και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα βεβαιώνει ή 
θα γνωστοποιεί τις παρατηρήσεις του, εντός δεκατεσ¬ 
σάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της επανυπο- 
βολής, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. 


Ελλείψει έγγραφης απάντησης, από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικά, εντός των παραπάνω προβλεπόμενιον προ¬ 
θεσμιών, θα θεωρείται ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 
έχει βεβαιώσει τη συμφωνία της μελέτης, που έχει 
υποβληθεί, με το Παράρτημα 1 και τις Προδιαγραφές 
και ότι η Βεβαίωση Ελέγχου Μελέτης έχει εκδοθεί με 
τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου. 

Μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Ελέγχου Μελετών 
ή τη θεωρούμενη ως εκδοθείσα, η Υπηρεσία και ο 
Παραχωρησιούχος θα λάβουν ταυτόχρονα από ένα πλή¬ 
ρες αντίγραφο των αντίστοιχων τμημάτων των εν λόγω 
Μελετών. 

4.5.3 Η Υπηρεσία μπορεί, εντός προθεσμίας είκοοι 
(20) ημερών από την παραλαβή του τμήματος, της 
μελέτης, για την οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση Ελέγχου 
Μελέτης ή έχει θεωρηθεί ως αυτοδικαίως εκδοθείσα, 
να γνωστοποιήσει εγγράφως στον Ανεξάρτητο Μηχα¬ 
νικό και στον Παραχωρησιούχο οποιοσδήποτε παρατη¬ 
ρήσεις ή αντιρρήσεις, σχετικές με τη μη συμφωνία της 
μελέτης, με τις Προδιαγραφές ή το Παράρτημα 1 ή/και 
τη μη συμβατότητά της με τα σχέδια και τις μελέτες 
που έχουν βεβαιωθεί προγενέστερα και να παραπέμψει 
στη συνέχεια το θέμα στη διαδικασία επιλύσεως των 
διαφορών, που προβλέπεται στα άρθρα 38 και 39 της 
παρούσας. 

4.5 4 Οι αποφάσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 
ανεξαρπγτως αν έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί ως αυτο¬ 
δικαίως εκδοθείσες, θα είναι δεσμευτικές και εκτελε¬ 
στέες από τα Μέρη, εκτός εάν και μέχρις ότου αυτές 
αλλάξουν, κατόπιν προσφυγής στη Διαδικασία Επίλυσης 
των Διαφορών. 

4.5.5 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται να 
υποβάλει ο Παραχωρησιούχος αίτηση για την έκδοση 
Βεβαίωσης Ελέγχου Μελετών, μετά την έκδοση αυτής 
θα ισχύουν οι σχετικές προθεσμίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 4.5.3, αναφορικά με τις παρατηρήσεις ή 
αντιρρήσεις της Υπηρεσίας. 

4.5.6 Οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους μπο¬ 
ρεί να παραπέμψει στην Τεχνική Επιτροπή οποιαδήποτε 
διαφωνία σχετικά με απόφαση του Ανεξάρτητου Μη¬ 
χανικού, που έχει εκδοθεί ή θεωρείται ότι έχει εκδοθεί, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση, εντός είκοσι πέντε (25) ημερών 
από τη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με τη Διαδικασία 
Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 38 της παρούσας. 

4.5.7 Η υποβολή ή μη παρατηρήσεα,ιν ή αντιρρήσεων, 
από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το εδάφιο 4.5.3. 
της παρούσας ή η προσφυγή ή μη στη Διαδικασία 
Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 
της παρούσας, δεν απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο 
από τις κατα την παρούσα υποχρεώσεις και ευθύνες 
του. 

4.5.8 Οποιαδήποτε παράβαση, από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό, των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, δεν απαλλάσσει 
τον Παραχωρησιούχο από τις υποχρεώσεις και ευθυνες 
του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 

4.5.9 Οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη στον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό, που αφορά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του που απορρέουν από οποιαδήποτε 
διαφωνία του με τον Παραχωρησιούχο, δεν απαλλάσσει, 
κατά οποιονδήποτε τρόπο, τον Παραχωρησιούχο από 
τις, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, υποχρεώσεις 
και ευθύνες του. 

4.5.10 Το Ελληνικό Δημόσιο ή ο Παραχωρησιούχος 
δύνανται. εάν διαπιστώσουν ότι ο Ανεξάρτητος Μηχα¬ 
νικός αθετεί ουσιώδεις υποχρεώσεις του, να ζητήσουν 
την καταγγελία της Σύμβασης του Ανεξάρτητου Μη¬ 
χανικού. ο οποίος θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 4.1.5. της παρούσας. Διευκρινί- 
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ζεται ότι η μη έγκαιρη βεβαίωση των μελετών και των 
εγχειριδίων, σύμφωνα με την παρούσα, αποτελεί αθέ¬ 
τηση ουσιώδους υποχρέωσης από τον Ανεξάρτητο Μη¬ 
χανικό. 

Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημο¬ 
σίου και του Παραχωρηοιούχου, ως προς το δικαίωμά 
τους να καταγγείλουν τη Σύμβαση του Ανεξάρτητου 
Μηχανικού, θσ παραπέμπεται προς επίλυση στη Διαδι¬ 
κασία Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 39 
της παρούσας. 

4.6 Υποχρεώσεις του Παραχωρηοιούχου σε σχέση με 
την Κατασκευή 

Ο Παραχωρησιούχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατα¬ 
σκευαστής θα εκτελέσει τις Κύριες Εργασίες όπως 
ορίζονται στο Παράρτημα 1. σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης Κατασκευής. Ενδεικτικά: 

- θα αρχίσει τις Κύριες Εργασίες μετά την έκδοση 
της Βεβαίωσης του απαραίτητου τμήματος της Λεπτο¬ 
μερούς Οριστικής Μελέτης, 

- θα αναλάβει τον πλήρη κίνδυνο και ευθύνη για τη 
φροντίδα και την προστασία των υπό εκτέλεση Εργα¬ 
σιών, 

- θα αναλάβει τους κινδύνους που συνδέονται με 
συνθήκες εδάφους, υπογείων υδάτων, τεχνητά εμπόδια, 
κακοκαιρία, τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού και τους κίν¬ 
δυνους ελαττωματικής κατασκευής των Κυρίων Εργα¬ 
σιών, λόγω ελλιπούς οχεδιασμού, υλικών ή εργασίας, 
σύμφωνα με τους όρους πις παρουσα£, 

- θα μελετήσει, κατασκευάσει ΐται ολοκληρώσει το 
Έργο, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του, 
σύμφωνα με την παρούσα (ίίΐ ίοτ ρυτροεβ). 

4.7 Συμβάσεις Υπεργολαβίας 

4.7.1 Ο Παραχωρησιούχος δεν ώο απαλλαγεί από 
οποιαδήποτε υποχρέωσή του, σύμφωνα με την παρούσα, 
λόγω του γεγονότος ότι οι εργασίες εκτελούνται από 
υπεργολάβους του Κατασκευαστή. Η ταυτότητα των 
κυρίων υπεργολάβων και το αντικείμενο της σχετικής 
υπεργολαβίας θα γνωστοποιούνται στο Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης υπεργολαβίας, μέσω του Ανεξάρτητου Μη¬ 
χανικού. 

4.7.2 Ο Παραχωρησιούχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κα¬ 
τασκευαστής και οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπεργολάβοι 
θα αποδέχονται την άμεση επέμβαση της Υπηρεσίας, 
όταν η επέμβαση αυτή είναι απαραίτητη, προς αποτροπή 
άμεσου κινδύνου σωματικής βλάβης. 

4.8 Επίβλεψη των Εργασιών 

4.8.1 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, ο οποίος θα έχει 
προσληφθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 4.1.5, θα έχει την ευθύνη για την παρακο¬ 
λούθηση και τον έλεγχο των εργασιών. 

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα ασκεί τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Σύμβασης Ανεξάρτητου Μηχανικού και της παρούσας 
Σύμβασης. 

Ο Παραχωρησιούχος θα εξασφαλίσει ότι ο Κατα¬ 
σκευαστής θα συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις του 
Ανεξάρτητου Μηχανικού, σχετικά με την εκτέλεση του 
Εργου, σύμφωνα με την παρούσα. 

4.8.2 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ανεξάρτητου 
Μηχανικού, αναφορικά με την κατασκευή, περιλαμβά¬ 
νουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: 

- να συντάσσει και υποβάλλει μηνιαία έκθεση προόδου 
των Εργασιών, προς τον Παραχωρησιούχο και την 
Υπηρεσία, 

- να παρακολουθεί την πρόοδο των Εργασιών, σε 


σχέση με το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής, και να υ¬ 
ποβάλλει τις παρατηρήσεις του, αναφορικά με τις κα¬ 
θυστερήσεις και τις προτεινόμενες ενέργειες για την 
αντιμετώπισή τους, 

- να εκφράζει την άποψή του επί της αναγκαιότητας, 
του αντικειμένου, του τρόπου και του προγράμματος 
εκτέλεσης των Παραλλήλων Εργασιών, 

- να ελέγχει την ποιότητα των Εργασιών, καθώς και 
τις επιμετρήσεις, όπου απαιτείται, 

- να ελέγχει και να εκφράζει την άποψή του σχετικά 
με όλες τις προτάσεις του Παραχωρηοιούχου, για με¬ 
ταβολές ή για θέματα ευθύνης του Δημοσίου, από 
άποψη τεχνική και οικονομική, 

- να ελέγχει και εκφράζει την άποψή του σχετικά με 
όλες τις προτάσεις του Παραχωρηοιούχου για παράταση 
προθεσμιών, 

- να ελέγχει την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθ¬ 
μίσεων, 

- να διατυπώνει την άποψή του σχετικά με τη συμ¬ 
βατότητα των ασφαλιστικών συμβολαίων προς τους 
όρους πις παρούσας Σύμβασης, 

- να παρακολουθεί και ελέγχει ότι οι διαδικασίες 
διασφάλισης της ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου 
είναι σύμφωνες με τον κανονισμό 150 9001 και ότι 
εφαρμόζονται από τον Κατασκευαστή, έτσι ώστε: 

α) οι Κύριες Εργασίες, που εκτελούνται από τον 
Κατασκευαστή, να ανταποκρίνονται στις Προδιαγραφές 
(συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών προστασίας 
περιβάλλοντος) και πι Λεπτομερή Οριστική Μελέτη, 

β) τα υλικά και ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται, 
να συμφωνούν με τις Προδιαγραφές και ο Κατασκευα¬ 
στής να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα, 
σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με αυτές, 

- να παρακολουθεί τον ποιοτικό έλεγχο (δοκιμές - 
δειγματοληψίες) και πιν έκδοση των πιστοποιητικών 
ποιοτικού ελέγχου, πριν προβεί στην έκδοση της Βε¬ 
βαίωσης Ελέγχου Κατασκευής, 

- να παρακολουθεί και να ελέγχει ότι το Σχέδιο 
Υγείας και Ασφάλειας και η εφαρμογή του συμφωνεί 
με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Σύμβασης και της 
νομοθεσίας, 

- να πιστοποιεί την επίτευξη των Γεγονότων Ορό¬ 
σημο, εκδίδοντας την αντίστοιχη Ενδιάμεση Βεβαίωση, 

- να εκδίδει τη Βεβαίωση Περαίωσης των Εργασιών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της παρούσας, 

- να ελέγχει τα εγχειρίδια διασφάλισης ποιότητας 
και ποιοτικού ελέγχου, 

- να ελέγχει την εφαρμογή των περιβαλλοντικών 
όρων, 

- να ελέγχει την καταλληλότητα και επάρκεια των 
εργαστηρίων του Παραχωρηοιούχου, σύμφωνα με το 
150 9001 και τις συναφείς διαδικασίες, 

- να ελέγχει και εγκρίνει την καταλληλότητα και 
επάρκεια των εξωτερικών εργαστηρίων, που ο Παρα¬ 
χωρησιούχος θα επιλέξει, για την εκτέλεση εξειδικευ- 
μένων δοκιμών, 

- να ελέγχει και εγκρίνει τη συμβατότητα των Εγ¬ 
χειριδίων Λειτουργίας, Συντήρησης και Ασφάλειας, ως 
προς τις προβλέψεις των άρθρων της παρούσας, 

- να ελέγχει τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια πα¬ 
ραλαβής των Κυρίων Εργασιών, σύμφωνα με τη διαδι¬ 
κασία παραλαβής, 

- να ελέγχει, αναφέρει και σχολιάζει την πρόοδο της 
απόκτησης και παράδοσης των εργοταξιακών χώρων, 
τις Αδειες, τις περιβαλλοντικές μελέτες και συμφωνίες, 
τις διευθετήσεις παράκαμψης κυκλοφορίας, τις Παράλ¬ 
ληλες Εργασίες και οποιαδήποτε άλλα συμβάντα ή 
περιστάσεις, που δύνανται να καθυστερήσουν πιν έ- 
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ναρξη της κατασκευής ή την πρόοδο των Κυρίων 
Εργασιών, σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής, 

- να επισημαίνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
αποφυγή ή τον περιορισμό καθυστερήσεων, 

4.8.3 Η Υπηρεσία δικαιούται κατά τη διάρκεια της 
Κατασκευαστικής Περιόδου: 

- να λαμβάνει αντίγραφα του Χρονοδιαγράμματος 
Κατασκευής και των αναθεωρήσεων του, 

- να ενημερώνεται, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, 
για την πρόοδο των Εργασιών, για την τήρηση ταυ 
Προγράμματος Εργασιών, τα αποτελέσματα του ποιο¬ 
τικού ελέγχου και όλων των πιο πάνω ελέγχων, με 
μηνιαίες εκθέσεις, 

- να ενημερώνεται αμελητί για την ανεύρεση αρχαιο¬ 
τήτων, 

να λαμβάνει από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό όλη 
γην αλληλογραφία μεταξύ του Ανεξάρτητου Μηχανικού 
και του Παραχωρησιούχου ή/και μεταξύ του Ανεξάρτη¬ 
του Μηχανικού και του Κατασκευαστή, 

- να έχει πρόσβαση στο Εργοτάξιο, με οκοπό να 
παρακολουθεί την πρόοδο και την ποιότητα των Ερ¬ 
γασιών και να παρίσταται, ειδοποιούμενη έγκαιρα προς 
τούτο από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, κατά την εκτέ¬ 
λεση σημαντικών φάσεων των Εργασιών, 

- να παρίσταται στις συσκέψεις που αφορούν την 
πρόοδο των Εργασιών του Παραχωρησιούχου, του Α¬ 
νεξάρτητου Μηχανικού και του Κατασκευαστή, 

- να παρεμβαίνει άμεσα στις εργασίες του Παραχω¬ 
ρησιούχου ή του Κατασκευαστή ή των υπεργολάβων, 
σε περίπτωση άμεσου κινδύνου σωματικής βλάβης, 

- να λαμβάνει από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό αντί¬ 
γραφα των Ενδιάμεσων Βεβαιώσεων, 

- να προσκαλείται και συμμετέχει στις επί μέρους, 
καθώς και σπιν τελική επιθεώρηση των Εργασιών, η 
οποία θα αποσκοπεί οτην έκδοση της Βεβαίωσης Πε- 
ραίωσης των Εργασιών, 

- να λάβει από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, εντός 
τριών (3) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Πε- 
ραίωσης των Εργασιών, τα σχέδια των τμημάτων του 
Έργου, όπως κατασκευάσθηκαν, 

- να λάβει, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, το Εγ¬ 
χειρίδιο Συντήρησης, Λειτουργίας και Ασφάλειας, τα 
οποία θα έχει ελέγξει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός, 

- να έχει πρόσβαση σε όλα τα Έγγραφα που παρά- 
γονται από τον Κατασκευαστή ή το Διαχειριστή ή για 
λογαριασμό τους, για το Έργο και στα καταγεγραμμένα 
στοιχεία ερευνών και εργαστηριακών δοκιμών. 

4.8.4 Βεβαίωση Ελέγχου Κατασκευής 

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδώσει Βεβαίωση 
Ελέγχου Κατασκευής για την ουσιαστική συμμόρφωση 
κάθε τμήματος των Κυρίων Εργασιών προς τις Προ¬ 
διαγραφές. 

Η ουσιαστική συμμόρφωση προς τις Προδιαγραφές 
σημαίνει τη συμμόρφωση των εργασιών, κάθε τμήματος 
του Έργου, με τις προβλέψεις της Σύμβασης, όαον 
αφορά τη δομική ευστάθεια για τα έργα Πολιτικού 
Μηχανικού και την έλλειψη εμφανούς ελαττώματος της 
κατασκευής για τις λοιπές εργασίες. 

Ταυτόχρονα, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδώσει 
τον κατάλογο με όλες τις ασυμβατότατες και τα ελατ¬ 
τώματα των εργασιών του υπόψη τμήματος, σε σχέση 
με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. 

4.8.5 Όπου η Υπηρεσία θεωρεί ότι ο Κατασκευαστής 
κατασκευάζει ή εκτελεί ή ετοιμάζεται να κατασκευάσει 
ή να εκτελέσει οποιοδήποτε μέρος των Κυρίων Εργα¬ 
σιών, με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος προς τις 
Προδιαγραφές ή τη Λεπτομερή Οριστική Μελέτη, ει¬ 
δοποιεί εγγράφως τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον 


Παραχωρησιούχο, αναφέροντας τους λόγους που θε¬ 
μελιώνουν την άποψή της. Η εν λόγοι ειδοποίηση θα 
πρέπει να ποροδίδεται εντός δέκα (10) ημερών, απι 
την ημέρα κατά την οποία η Υπηρεσία παρατήρησε τη 
σχετική παρέκκλιση ή ασυμφωνία. 

4.8.6 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα έχει προθεσμία 
δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της ειδοποίησης του 
άρθρου 4.8.5 από την Υπηρεσία, για να αποφασίσει 
εγγράφως κατά πόσον θα δεχθεί ή θα απορρίψει την 
εν λόγιο αντίρρηση και να ειδοποιήσει σχετικά την 
Υπηρεσία, τον Παραχωρησιούχο και τον Κατασκευαστή. 

Η απόφασή του θα είναι δεσμευτική και εκτελεστή 
από τα Μέρη, εκτός εάν, και μέχρις ότου αυτή αλλάξει 
κατόπιν προσφυγής, στη Διαδικασία Επίλυσης Διάφορων 
των άρθρων 38 και 39. 

4.8.7 Οποιοδήποτε Μέρος δικαιούται να προαψύγει, 
κατά της ανωτέρω απόφασης του Ανεξάρτητου Μηχα¬ 
νικού, στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών των άρθρων 
38 και 39 της παρούσας, εντός είκοσι πέντε (25) ήμερων 
από την παραλαβή της εν λόγω απόφασης. 

4.8.8 Η υποβολή αντιρρήσεων από το Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4.8.5 της παρούσας, 
ή η προσφυγή ή μη στη Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών 
των άρθρων 38 και 39 της παρούσας, δεν απαλλάσσει 
τον Παραχωρησιούχο, με οποιονδήποτε τρόπο, από τις 
κατά την παρούσα υποχρεώσεις του, ούτε απομειώνει 
τις ευθύνες του, που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση. 

4.8.9 Οποιαδήποτε αθέτηση εκ μέρους του Ανεξάρ¬ 
τητου Μηχανικού των υποχρεώσεων του, που απορ¬ 
ρέουν από τη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, δεν 
απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο από τις υποχρεώσεις 
του έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, που απορρέουν 
από την παρούσα Σύμβαση. 

4.8.10 Οποιοδήποτε καθυστέρηση, εκ μέρους του 
Ανεξάρτητου Μηχανικού, συνεπεία οποιοσδήποτε δια¬ 
φωνίας μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Ανεξάρ¬ 
τητου Μηχανικού, σε σχέση με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μηχανικού, δεν απαλ¬ 
λάσσει κατά οποιονδήποτε τρόπο τον Παραχωρησιούχο 
από τις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεις 
του, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. 

4.9 Γενικά 

4.9.1 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός και το Δημόσιο δεν 
δικαιούνται να παρεμβαίνουν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, 
στις δραστηριότητες του Παραχωρησιούχου, του Κα¬ 
τασκευαστή ή του Διαχειριστή, εκτός εάν και στο μέτρο 
που προβλέπεται στην παρούσα, ενεργώντας πάντα 
ευλόγως και περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατόν τις 
αντιρρήσεις και προσφυγές στη Διαδικασία Επίλυσης 
Διαφορών. 

4.9.2 Τα Μέρη δεν δικαιούνται να απαγορεύσουν ή 
να εμποδίζουν την παράδοση στο άλλο Μέρος οποιοσ¬ 
δήποτε αναφοράς, πληροφορίας ή βεβαίωσης προερ¬ 
χόμενης από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. 

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα αναφέρεται στα Μέρη 
και θα τους αποκαλύπτει ή θα δίδει αντίγραφα, ανάλογα 
με την περίπτωση, όλων των πληροφοριών, που πα¬ 
ρέχονται από τα Μέρη και θα αναφέρει στα Μέρη την 
τυχόν μη συμμόρφωση του Κατασκευαστή ή του Δια¬ 
χειριστή στις υποχρεώσεις εκ των συμβάσεών τους. 

Το Ελληνικό Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν 
θα καθυστερούν την εκτέλεση των καθηκόντων του 
Ανεξάρτητου Μηχανικού και θα παρέχουν, εντός εύ¬ 
λογου χρόνου, στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, χωρίς κό¬ 
στος, κάθε πληροφορία που διαθέτουν σχετικά με το 
Έργο, που εύλογα απαιτείται για την εκτέλεση των 
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καθηκόντων και υποχρεώσεων του Ανεξάρτητου Μη¬ 
χανικού. 

4.9.3 Οποιεσδήποτε αντιρρήσεις, παρατηρήσεις, σχό¬ 
λια του Ανεξάρτητου Μηχανικού του Δημοσίου ή του 
Παραχωρηαιούχου, σχετικά με οποιοδήποτε έγγραφο 
που θα προέρχεται από τον Παραχωρησιούχο, το Δη¬ 
μόσιο ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, σύμφωνα με οποια- 
δήποτε πρόβλεψη της παρούσας Σύμβασης, θα τεκμη¬ 
ριώνεται επαρκώς και λεπτομερώς, έτσι ώστε να είναι 
δυνατόν να γίνονται κατανοητοί οι λόγοι που αποτελούν 
τη βάοη των αντιρρήσεων, σχολίων και/ή παρατηρή¬ 
σεων. 

4.9.4 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να περιλάβει 
στη Σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό όρο σύμ¬ 
φωνα με τον οποίο, ο τελευταίος υποχρεούται να 
κοινοποιεί στο Δημόσιο όλα τα σχετικά με το Έργο 
έγγραφα. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

5.1 Το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί με την παρούσα 
στον Παραχωρησιούχο καθ' όλη τη διάρκεια της Πε¬ 
ριόδου Παραχώρησης, το δικαίωμα αποκλειστικής χρή¬ 
σης και κατοχής, του συνόλου των επίγειων και υπό¬ 
γειων χώρων και τοιν αναγκαίων προσβάσεων προς 
αυτούς, που απαιτούνται για την κατασκευή των Ερ¬ 
γασιών και της Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρά, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, αδαπάνως για 
τον Παραχωρησιούχο. Για τη χρήση και κατοχή αυτή 
των άνω χώρων, ο Παραχωρησιούχος δεν θα καταβάλει 
οποιονδήποτε φόρο. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει 
την υποχρέωση, καθ' όλη την Περίοδο Παραχώρησης, 
να μην παραχωρήσει επί του Μετρό και του Εργοταξίου 
ή επί οποιοσδήποτε τμήματός τους οποιοδήποτε βά¬ 
ρος/εξασφάλιση ή οποιαδήποτε πραγματική ή προσω¬ 
πική δουλεία ή άλλα δικαιώματα, οποιοσδήποτε φύσεως, 
που θίγουν ή περιορίζουν ή προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του Παραχωρηαιούχου επί του Μετρό ή επί του Εργο¬ 
ταξίου ή οποιοδήποτε έννομο συμφέρον του επ' αυτού, 
εκτός αν άλλως προβλέπονται στην παρούσα. 

Σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν συμμορφωθεί με 
τις υποχρεώσεις του άρθρου αυτού, ο Παραχωρησιούχος 
θα δικαιούται τις Θετικές Ζημίες και αντιστοίχου πα- 
ρατάσεως της κατασκευαστικής περιόδου στο βαθμό 
που η κατά τα άνω μη συμμόρφωση επιφέρει καθυστέ¬ 
ρηση, η οποία επηρεάζει αρνητικά την κρίσιμη διαδρομή 
του διαγράμματος ΡΕΠΤ. Επίσης, ο Παραχωρησιούχος 
θα δικαιούται αντιστοίχου παρατάσεως της Περιόδου 
Παραχώρησης. 

5.2 Απαλλοτριώσεις 

5.2.1 Το Ελληνικό Δημόσιο είναι υπεύθυνο για τη 
διενέργεια των απαλλοτριώσεων, οι οποίες απαιτούνται 
για την ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με το σχέδιο 
1 του Παραρτήματος 10, όπου εμφαίνονται οι χώροι 
κατάληψης του Μετρό, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 
1. Μετά από αίτημα του Παραχωρηαιούχου, σύμφωνα 
με την παρ. 5.2.5 και 5.2.6 του παρόντος άρθρου, το 
Δημόσιο υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαιτού- 
μενες προς τούτο διαδικασίες. 

Διευκρινίζεται ότι πρόσθετες απαλλοτριώσεις, που 
απαιτούνται για τις Κύριες Εργασίες, θα γίνουν μόνο 
εάν απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη και των μελετη¬ 
τικών λύσεων που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, 
και ότι η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να μην εγκρίνει 
την προώθηση απαλλοτρίωσης, η οποία είναι ευλόγως 
μη αναγκαία. 

5.2.2 Οι ιδιοκτησίες που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση όλων των έργων της παρούσας Σύμβασης, 


που είναι έργα προφανούς δημόσιας ή κοινής ωφέλειας, 
απαλλοτριωνονται υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού 
Δημοσίου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο¬ 
μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. Κατα τα λοιπά και με την επιφύλαξη ειδικών 
ρυθμίσεων της παρούσας, εφαρμόζονται, για τις ανω¬ 
τέρω απαλλοτριώσεις, οι διατάξεις του ν.δ. 797/1971, 
όπως ισχύει 

Στις απαλλοτριώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.δ 
797/1971 και οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόμου, περί 
απαλλοτριώσεων για την εφαρμογή σχεδίων πόλεων. 

5.2.3 Μετά τη δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως, της ανακοίνωσης για τη συντέλεση της 
απαλλοτριώσεως, το Ελληνικό Δημόσιο ή ο Παραχω¬ 
ρησιούχος μπορούν να ζητήσουν την απόδοση του ή 
των ακινήτων που απαλλοτριωνονται, με τη διαδικασία 
του άρθρου 733 και των παραγράφων 1.2 και 5 του 
άρθρου 734 του Κ.Πολ.Δ. ή με τις ειδικές διατάξεις 
του ν.δ, 797/1971. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμό¬ 
ζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του 
ανωτέρω άρθρου 734. 

5.2.4 ( ια την εκτέλεση των Εργασιών επιτρέπεται η 
διάνοιξη υπόγειων σηράγγων, με κατάλληλη τεχνική 
μέθοδο και σιο επιβαλλόμενο από τις τεχνικές ανάγκες 
βάθος, χωρίς ο Παραχωρησιούχος να έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης στους κυρίους των υπερκεί¬ 
μενων ακινήτων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η τρέχου¬ 
σα, κατά προορισμό εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών, 
λόγω της διανοίξεως αυτής. Το Δημόσιο εγγυάται άτι 
οι κύριοι ή νομείς και κάτοχοι των ακινήτων και κάθε 
τρίτος, που αντλεί δικαίωμα από αυτούς, υποχρεουνται 
να επιτρέπουν και να ανέχονται τη διάνοιξη των ανω¬ 
τέρω υπόγειων σηράγγων και κάθε αναγκαία για την 
κατασκευή, χρήση, επισκευή και συντήρηση αυτών ερ¬ 
γασία ή όχληση και αναλαμβάνει την ευθύνη επιλογής 
της χάραξης. 

5.2.5 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συντάξει 
κτηματολογικά διαγράμματα και αντίστοιχους κτηματο- 
λογικούς πίνακες (με τα ακριβή, κατά το δυνατόν, 
στοιχεία των ιδιοκτητών, κατά το χρόνο σύνταξης) κατά 
μήκος της χάραξης των γραμμών του Μετρό, στις 
θέσεις των εργοταξίων, άλλων βοηθητικών εγκαταστά¬ 
σεων, στις θέσεις εναπόθεσης των προϊόντων εκσκα¬ 
φών, στις περιοχές των Παραλλήλων Εργασιών και 
γενικά σε κάθε θέση που επηρεάζεται προσωρινά ή 
μόνιμα από την κατασκευή και λειτουργία του Μετρό. 
Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει κάθε δυνατή προ¬ 
σπάθεια για την ακριβή καταγραφή των παραπάνω 
στοιχείων, χωρίς να υπέχει ευθύνη για τυχόν ανακρίβεια 
ή ανεπάρκεια αυτών. 

5.2.6 Τα άνω διαγράμματα για κάθε θέση, όπου α¬ 
παιτείται απαλλοτρίωση, και οι αντίστοιχοι πίνακες θα 
υποβάλλονται στην Υπηρεσία δώδεκα (12) τουλάχιστον 
μήνες πριν από την έναρξη των Εργασιών, στις θέσεις 
που προβλέπονται από το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 
του Έργου. 

Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη 
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και διατυπώσεων, 
ώστε οι απαλλοτριώσεις να συντελεστούν έγκαιρα από 
το Ελληνικό Δημόσιο. Ως μέριμνα για τη διεκπεραίωση 
των διαδικασιών και διατυπώσεων αυτών από τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο νοείται η σύνταξη των άνω κτηματολο¬ 
γίων διαγραμμάτων, πινάκων κ.λπ., σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.2.5 του παρόντος άρθρου. 

Ο Παραχωρησιούχος θα ενεργήσει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 5.2.5 και 5.2.6, για κάθε πρόσθετη 
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απαλλοτρίωση που ενδεχομένως θα χρειαστεί. 

5.2.7 Για τις εργασίες των παραπάνω άρθρων 5.2.5 
και 5.2.6 δεν καταβάλλεται στον Παραχωρησιούχο ι¬ 
διαίτερη αμοιβή. 

5.2.8 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στο Έργο, με αιτία 
την μη έγκαιρη ενέργεια όλων των απαιτούμενων δια¬ 
τυπώσεων της παρούσας από τον Παραχωρησιούχο, 
προκειμένου να εκδοθεί η Κ.Υ.Α. του άρθρου 5.2.2 της 
παρούσας, δεν δικαιολογεί παράταση προθεσμιών ή 
πληρωμή αναθεώρησης για τις καθυστερούμενες εργα¬ 
σίες ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. 

5.2.9 Υπό την προϋπόθεση τήρησης, από την πλευρά 
του Παραχωρησιούχου, των ως άνω υποχρεώσεών του, 
κάθε καθυστέρηση στην παράδοση στον Παραχωρη¬ 
σιούχο των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, πέραν του 
δωδεκαμήνου από της υποβολής των άνω διαγραμμάτων 
και πινάκων, σύμφωνα με το άρθρο 5.2.6, χωρίς υπαι¬ 
τιότητα του Παραχωρησιούχου και στο μέτρο που ε¬ 
πηρεάζει δυσμενώς την κρίσιμη διαδρομή του διαγράμ¬ 
ματος ΡΕΡΤ, όπως εκάστοτε αναθεωρείται, συνεπάγεται 
παράταση των προθεσμιών της Περιόδου Κατασκευής 
και παράταση της διάρκειας πις Περιόδου Παραχώρη¬ 
σης, υπέρ του Παραχωρησιούχου, αντίστοιχη των επι¬ 
πτώσεων, καθώς και σχετική αποζημίωση για τις Θετικές 
του Ζημίες. 

5.3 Προσωρινές Καταλήψεις / Χώροι Απόθεσης Πλεο- 
ναζόντων και Ακατάλληλων Προϊόντων Εκσκαφής 
Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να προβαίνει σε προ¬ 
σωρινές καταλήψεις χώρων αναγκαίων για τη δημιουργία 
των εργοταξίων, σύμφωνα με το σχέδιο 2 του Παραρ¬ 
τήματος 10. για την εκτέλεση γεωτεχνικών και άλλων 
ερευνών και εν γένει εργασιών, για την εξυπηρέτηση 
του Εργου (εγκαταστάσεων, γραφείων, αποθηκών 
κ.λπ.), κατά τα κατωτέρω: 

5.3.1 Ο Παραχωρησιούχος μπορεί να χρησιμοποιεί, 
για την εκτέλεση των Εργασιών της παρούσας Σύμβα¬ 
σης και εφόσον είναι αναγκαίο και για όσο χρόνο είναι 
αναγκαίο, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές εκτάσεις, 
καθώς και εκτάσεις που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, που θα καθοριστούν κατά περίπτωση, 
με πρόταση του Παραχωρησιούχου προς την Υπηρεσία, 
τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία που οι εκτάσεις 
απαιτούνται και εφόσον το αργότερο ένα (1) μήνα πριν 
από την παραπάνω ημερομηνία δεν υπάρξει αντίρρηση 
από την Υπηρεσία επί των προτάσεων του Παραχω¬ 
ρησιούχου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους χώρους 
αυτούς δεν μπορεί να παραχωρηθεί, η Υπηρεσία θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να 
εξασφαλίσει κατάλληλη περιοχή στον Παραχωρησιούχο. 
Ο Παραχωρησιούχος εγκαθίσταται στους χώρους αυ¬ 
τούς χωρίς άλλες διατυπώσεις. Για τη χρήση αυπ) 
ουδεμία οφείλεται αποζημίωση ή τέλος. Ο Παραχωρη¬ 
σιούχος υποχρεούται, με δαπάνες του, να αποκαθιστά 
στην προτέρα κατάσταση οδούς, πλατείες και γενικά 
όποιες από τις ανωτέρω εκτάσεις υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία. 

5.3.2 Το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός από τις εκτάσεις 
για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 

5.2 του παρόντος, και σε ό,τι αφορά προσωρινές κα¬ 
ταλήψεις! μετά από αίτημα του Παραχωρησιούχου, είναι 
υπεύθυνο για τη διενέργεια απαλλοτριώσεων, επί σκοπώ 
συστάσεως δουλείας, υπέρ και με δαπάνες του Παρα¬ 
χωρησιούχου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία εργοταξίων και γενικά για τις ανάγκες των 
Εργασιών πις παρούσας Σύμβασης και για όσο χρόνο 
είναι αναγκαίο. 

Οι αναγκαίες ιδιωτικές εκτάσεις και ο χρόνος που 


απαιτείται να υφίσταται επ' αυτών δουλεία, υπέρ του 
Παραχωρησιούχου, θα καθορίζονται δώδεκα (12) μήνες 
πριν την έναρξη των εργασιών, μετά απο πρόταση του 
Παραχωρησιούχου και έγκριση της Υπηρεσίας. 

5.3.3 Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, κατ αναλογία, οι 
διατάξεις του άρθρου 5.2 της παρούσας. 

5.3.4 Για τις ανάγκες των άρθρων 5.2 και 5.3 της 
παρούσας έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρα¬ 
γράφου 20 του άρθρου 4 του ν. 1024/1971, που προ¬ 
στέθηκε με την παράγραφο 2.β του άρθρου 6 του ν. 
2052/1992, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 4 του ν. 2366/1995. 

5.3.5 Ο Παραχοιρησιούχος είναι υπεύθυνος για τη 
σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία όλων των στοι¬ 
χείων (διαγραμμάτων, σχεδίων κ.λπ.). που απαιτούνται 
για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, σχετικά με 
τη σύσταση και λειτουργία των Εργοταξίων ή οποιο- 
δήποτε μέρος αυτών. 

5.3.6 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται, με δαπάνες 
του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει, από τους χώρους 
προσωρινών καταλήψεων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση 
που τοποθέτησε ή εγκατέστησε τα απορρίμματα, ερ¬ 
γαλεία. ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά, 
χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχα¬ 
νημάτων κ.λπ. και να αποκαταστήσει στην προτερα 
κατάσταση τα τμήματα οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων, 
κτιρίων κ.λπ. εγκαταστάσεων, περιοχών που κατελή- 
φθησαν προσωρινά ή που υπέστησαν ζημιές απο την 
εκτέλεση των Εργασιών, με δαπάνες του, πριν από την 
παράδοση στους δικαιούχους των χώρων των εργοτα¬ 
ξίων, μετά την περάτωση των σχετικών τμημάτων του 
Εργου. Επίσης υποχρεούται, με δαπάνες του, να άρει 
ή να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο, το οποίο θα 
του υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο 
για τη μετέπειτα λειτουργία του Μετρά και της πόλης, 
να ισοπεδώσει τους χώρους, όπου τα ανωτέρω ήταν 
αποτεθειμένα ή εγκατεστημένα, και να παραδώσει, τε¬ 
λείως καθαρούς και στην προτέρα κατάσταση, τους 
χώρους των εργοταξίων και γενικά να μεριμνήσει για 
κάθε τι άλλο που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία 
του Μετρά και της πόλης, σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσας Σύμβασης. 

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβαίνει με 
δαπάνες του, ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας, στην 
άρση κάθε προστατευτικής κατασκευής, που έγινε για 
αποφυγή πάσης φύσης ζημιών, φθορών ή ατυχημάτων, 
η οποία δεν απαιτείται περαιτέρω. Εάν εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 
ο Παραχωρησιούχος δεν προβεί στην έναρξη των α¬ 
νωτέρω εργασιών καθαρισμού των χώρων του εργοτα¬ 
ξίου ή εάν οι εργασίες αυτές δεν εκτελούνται σύμφωνα 
με το Χρονοδιάγραμμα που θα εγκριθεί, αυτές θα 
εκτελεσθούν σε βάρος και για λογαριασμό του Παρα¬ 
χωρησιούχου, η δε σχετική δαπάνη, μετά την οριστι¬ 
κοποίησή της, θα παρακρατείται από τις καταβολές της 
συμμετοχής. 

5.3.7 Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην πα¬ 
ρούσα, προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται και θα 
διαστρώνονται με μέριμνα και δαπάνες του Παραχω¬ 
ρησιούχου, σε χώρους που θα επιλέξει ο Παραχοιρη- 
σιούχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, η οποία δεν θα 
καθυστερεί αδικαιολόγητα την έγκρισή της. 

Ο Παραχωρησιούχος χωρίς καμία επιπλέον αποζη¬ 
μίωση, υποχρεούται, πέρα από τη μεταφορά και τη 
διάστραιση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, 
να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίησή τους με τα α¬ 
παραίτητα έργα υποδομής και με κατάλληλη συμπύκνω¬ 
ση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι 
αξιοποιήσιμες για χώρους αναψυχής ή αθλοπαιδιών και 
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για την τελική διαμόρφωσή τους να απομένει μόνο η 
διάστρωση επιφανειακού στρώματος κηποχώματος και 
η φύτευσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εφαρ¬ 
μογή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που 
θα εκπονηθεί από τον Παραχωρησιούχο και θα εγκριθεί 
από τις αρμόδιες Αρχές, αφού προηγουμένως θεωρηθεί 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. Η Υπηρεσία μπορεί να 
ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο τη μεταφορά και 
εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής, εφόσον αυτά 
κριθούν κατάλληλα από την Υπηρεσία, στο χώρο του 
υπό κατασκευή 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
εφόσον αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς την πρόοδο των 
εργασιών. 

Η διαμόρφωση των οδών προσπέλασης στούς χώρους 
απόθεσης θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του Παρα- 
χωρησιούχου. 

5.3.8 Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην πα¬ 
ρούσα, οι παραπάνω εργασίες εκπόνησης μελετών πε¬ 
ριβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή έργων 
υποδομής στις περιοχές απόθεσης, διάστρωσης και 
συμπύκνωσης, δεν πληρώνονται ιδιαιτέρως ούτε για τα 
προϊόντα εκσκαφών των Κυρίων Εργασιών του Παρα- 
χωρησιουχου ούτε για τα προϊόντα εκσκαφών των 
Παραλλήλων Εργασιών, διότι είτε περιλαμβάνονται στο 
κατ' αποκοπή τίμημα (ΣΒ) του Έργου ή είναι ανηγμένες 
(αναλογικά) στις τιμές μονάδας εκσκαφών του Τιμολο¬ 
γίου των Παραλλήλων Εργασιών 

5.4 Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει στον Πα¬ 
ραχωρησιούχο τις αναγκαίες συνθήκες για την απρό¬ 
σκοπτη εκτέλεση του Εργου κατά την Περίοδο Κατα¬ 
σκευής και την πλήρη εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
εκμεταλλεύσεως, που απορρέουν από την παρούσα 
Σύμβαση και το νόμο, κατά την Περίοδο Λειτουργίας, 
και θα του παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή σε σχέση 
με αυτά. 

5.5 Στο πλαίσιο της υποχρεώσεως αυτής το Ελληνικό 
Δημόσιο παραχωρεί με την παρούσα ή/και αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες 
που απαιτούνται, προκειμένου να παραχωρηθεί εγκαίρως 
από το Δήμο Θεσσαλονίκης στον Παραχωρησιούχο το 
κατασκευασμένο τμήμα του Έργου - πιλότος, ώστε να 
μην καθυστερήσει το Έργο. Ο Παραχωρησιούχος ανα¬ 
λαμβάνει την ευθύνη για την πλήρη αποπεράτωση της 
σήραγγας πιλότος και τη λειτουργική ένταξη αυτής στο 
υπόλοιπο δίκτυο. 0 Παραχωρησιούχος δεν θα ευθύνεται 
για τυχόν ελαττώματα (ειδικά σε σχέση με κεκρυμμένα 
ελαττώματα) που προέρχονται από τη μελέτη, σχεδία¬ 
σμά και/η κατασκευή του Έργου - πιλότος ή αναδοχή 
των χρεών του Δήμου Θεσσαλονίκης ή οποιουδήποτε 
εργολάβου που ενεπλάκη στην κατασκευή του Έργου- 
πιλότος, χρέος ή υποχρέωση οποιοσδήποτε φύσεως 
έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή του Ελληνικού Δημοσίου 
ή άλλης Ελληνικής Δημόσιας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που η υφιστάμενη κατασκευή κριθεί 
ότι θα πρέπει να υποστεί βελτιώσεις λόγω της παρέ¬ 
λευσης χρόνου από την κατασκευή της και των ειδικών 
τοπικών συνθηκών, προκειμένου να καταστεί κατάλληλη 
για την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Μετρά, 
οι δαπάνες των βελτιώσεων θα βαρύνουν το Δημόσιο. 
Οι βελτιώσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν τροποποιήσεις 
των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της σήραγγας, ε¬ 
φόσον η κατασκευή της έγινε σύμφωνα με τα σχέδια 
των Τευχών Δημοπράτησης. 

6· . Ε ΡΓΑΣ ΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

6.1 Ο Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει τις Εργασίες 


σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Την ευθύνη 
της προμήθειας των υλικών και της κατασκευής των 
Εργασιών θα φέρει αποκλειστικά ο Παραχωρησιούχος, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα. 

6.2 Το συνολικό κόστος του Έργου αποτελείται από 
το κατ αποκοπή τίμημα (ΣΒ) για τις Κυρίες Εργασίες 
και από μία πρόβλει|ιη για τις Παράλληλες Εργασίες 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

6.2.1 Το κατ' αποκοπήν τίμημα (ΣΒ) για τις Κύριες 
Εργασίες κατανέμεται, εν μέρει σε δραχμές και εν μέρει 
σε ΕΟϋ, ως εξής: 

Δραχμές: Σαράντα επτά δισεκατομμύρια πεντακόσια 
ενενήντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες οκτώ χιλιάδες 
εξακόσιες σαράντα μία (47.597.308.641). 

Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (ΕΟυ): διακόσια 
εξήντα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα δύο 
χιλιάδες εξακόσιες δέκα (264.292.610). 

Το ως άνω κατ’ αποκοπήν τίμημα (ΣΒ) αναφέρεται 
σε τιμές 1.1.1993 και υπόκειται σε αναθεώρηση τιμών 
σύμφωνα με το Συντελεστή Αναθεώρησης, που προσ¬ 
διορίζεται στην παράγραφο 6.5 του παρόντος άρθρου 

Στο ως άνω τίμημα δεν περιλαμβάνονται επιβαρύνσεις 
για φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βα¬ 
ρύνει εξ ολοκλήρου το Ελληνικό Δημόσιο. 

Διευκρινίζεται ότι το ύψος του κατ' αποκοπήν τιμή¬ 
ματος (ΣΒ) για τις Κύριες Εργασίες δεν αποτελεί ούτε 
τη βάση, επί της οποίας τα Μέρη στήριζαν τη δικαιο- 
πρακτική τους βούληση, ούτε συμβατική πρόβλεψη και 
δεν επηρεάζει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 
6.4.1 της παρούσας. 

6.2.2 Με την επιφύλαξη άλλων ειδικών διατάξεων της 
παρούσας, Παράλληλες Εργασίες σημαίνει: α) τις ερ¬ 
γασίες που έχουν σχέση με τις παρακάμψεις κυκλο¬ 
φορίας και τα Δίκτυα που βρίσκονται εκτός του περι¬ 
γράμματος των εκσκαφών ανοικτού ορύγματος ή του 
μετώπου εκσκαφής της σήραγγας των Κυρίων Εργασιών 
που περιγράφονται στο Παράρτημα 1, β) τις εργασίες 
παράκαμψης ή μετατώπισης δικτύων κοινής ωφέλειας 
που βρίσκονται εντός του άνω περιγράμματος και γ) 
τις εργασίες που πιστοποιούνται ως Παράλληλες Ερ¬ 
γασίες και έχουν σχέση με ευρήματα και/ή έρευνες 
αρχαιοτήτων. 

Η πρόβλεψη για πς Παράλληλες Εργασίες ανέρχεται 
στο ποσό των δρχ. δέκα δισεκατομμυρίων 
(10.000.000.000) σε τιμές 16.8.1993, και υπόκειται σε 
αναθεώρηση τιμών τμηματικά κατά την πληρωμή, σύμ¬ 
φωνα με το Συντελεστή Αναθεώρησης που προσδιο¬ 
ρίζεται στην παράγραφο 6.5.2 του παρόντος άρθρου. 
Με το ποσό αυτό ο Παραχωρησιούχος θα χρηματοδο¬ 
τήσει τις Παράλληλες Εργασίες. Το μέρος της δαπάνης 
των Παραλλήλων Εργασιών που υπερβαίνει το παρα¬ 
πάνω ποσό θα βαρύνει το Δημόσιο. 

6.3 Παράλληλες Εργασίες - Υπηρεσιακές Εργασίες 

Οι Παράλληλες Εργασίες, πλην των Υπηρεσιακών και 
των Αρχαιολογικών που θα εκτελεστούν από τους 
Ο.Κ.Ω. και τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, θα εκτελε¬ 
στούν είτε από τον Παραχωρησιούχο (Παράλληλες Ερ¬ 
γασίες Παραχωρησιούχου) είτε από το Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο μέσω άλλης εργολαβίας (Παράλληλες Εργασίες 
Δημοσίου). Το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να 
αποφασίζει αν οι πιο πάνω Παράλληλες Εργασίες ε¬ 
κτελεστούν, εν όλω ή εν μέρει, ως Παράλληλες Ερ¬ 
γασίες Παραχωρησιούχου ή ως Παράλληλες Εργασίες 
Δημοσίου. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επι¬ 
τρέπει την εκτέλεση των Παραλλήλων Εργασιών Δη- 




1506 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


μοσίοιι στους χώρους κατάληψης του Μετρά. 

Οι Παράλληλες Εργασίες χρηματοδοτούνται είτε από 
τον Παραχωρησιούχο είτε από το Δημόσιο, σύμφωνα 
με το άρθρο 6.2 2. της παρούσας. 

6.3.1 Ο Ποραχωρησιούχος θα συνεργάζεται με τις 
αρμόδιες Αρχές και την Υπηρεσία για τις εργασίες 
(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της μελέτης 
του προγραμματισμού, των όρων και συνθηκών, με τις 
οποίες θα εκτελεσθουν οι εργασίες), που σχετίζονται 
με τον προσδιορισμό της θέσεως, την αποξήλωση ή 
μετατόπιση των δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ω¬ 
φέλειας (ΟΚ.Ω) και άλλων εργασιών που προσδιορί¬ 
ζονται ως Παράλληλες Εργασίες του Παραχωρησιούχου 
και θα εκτελεί ορισμένες από τις εργασίες αυτές ("Πα¬ 
ράλληλες Εργασίες Παραχωρησιούχου"), όποτε αυτό 
απαιτείται και αποφασίζεται, σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται κάθε φορά με βάση τις διατάξεις της 
παρούσας. 

Πριν την Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ ο Παραχωρη- 
σιούχος θα ολοκληρώσει τις αναγκαίες έρευνες και θα 
έλθει σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και θα 
υποβάλει στο Δημόσιο ένα χρονοδιάγραμμα για τις 
Παράλληλες Εργασίες, που θα είναι συμβατό με το 
Χρονοδιάγραμμα του Εργου ή μέρους αυτού. Στο χρο¬ 
νοδιάγραμμα αυτό θα πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί 
και οι Υπηρεσιακές Εργασίες, με βάση το χρόνο που 
απαιτεί η εκτέλεση των εργασιών αυτών, που θα γνω¬ 
στοποιηθεί στον Παραχωρησιούχο από την Υπηρεσία 
η τους αρμόδιους Οργανισμούς. 

Ο Ποραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των Παραλλήλων Εργασιών του Παραχωρη¬ 
σιούχου και αναλαμβάνει και την τήρηση του Χρονο¬ 
διαγράμματος Κατασκευής τους. Το Δημόσιο φέρει την 
ευθύνη του συντονισμού των αρμόδιων Ο.Κ.Ω. ή Δη¬ 
μοσίων Υπηρεσιών και Φορέων για την εκτέλεση των 
Υπηρεσιακών Εργασιών και την ευθύνη για την εκτέλεσή 
τους, έτσι ώστε η εκτέλεση των Κυρίων Εργασιών ή 
οποιουδήποτε τμήματος αυτών να μην καθυστερεί. Την 
πιο πάνω ευθύνη φέρει το Δημόσιο και για τις Παράλ¬ 
ληλες Εργασίες Δημοσίου. Το Δημόσιο εγγυάται ότι οι 
Παράλληλες Εργασίες του Δημοσίου θα εκτελούνται με 
τρόπο που δεν θα επηρεάζει αρνητικά την απρόσκοπτη 
και ομαλή εκτέλεση των Κυρίων Εργασιών. 

Ο Ποραχωρησιούχος θα ενημερώνει το Δημόσιο για 
την αναγκαιότητα εκτέλεσης κάθε παράλληλης εργασίας 
ευθύς ως διαπιστωθεί η ανάγκη εκτέλεσής της, καθώς 
και για το χρόνο εντός του οποίου αυτή απαιτείται να 
έχει εκτελεστεί. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την ως άνω ενημέρωση, το Δημόσιο υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει στον Παραχωρησιούχο εάν η συγκε¬ 
κριμένη κάθε φορά παράλληλη εργασία θα εκτελεστεί 
από το Δημόσιο ως Παράλληλη Εργασία του Δημοσίου. 
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω δεκαή¬ 
μερης προθεσμίας, θα θεωρείται ότι η ως άνω παράλ¬ 
ληλη εργασία είναι Παράλληλη Εργασία του Παραχω¬ 
ρησιούχου. 

Οι Παράλληλες Εργασίες εκτελούνται μετά από προη¬ 
γούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσίας και εφόσον 
αυτή δεν διατυπώσει αντιρρήσεις, ως προς την ανα¬ 
γκαιότητα των υπό εκτέλεση εργασιών, εντός δέκα (10) 
ημερών από την ειδοποίηση. Εφόσον προκόψει διαφωνία 
θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 38 και 
39 της παρούσας. 

Για τις Παράλληλες Εργασίες του Δημοσίου που 
χρηματοδοτεί ο Ποραχωρησιούχος και για πς υπηρεσίες 
που προσφέρει σε σχέση με την οικονομική διαχείριση 
και τον προγραμματισμό των εργασιών αυτών, ο Πα- 
ραχωρησιούχος δικαιούται ποσού ίσου με 5,4% της 


αξίας των υπόψη εργασιών (μη περιλαμβανόμενου του 
Φ.Π.Α.). 

6.3.2 Η αξία για την εκτέλεση, κατόπιν εντολής ή 
έγκρισης της Υπηρεσίας, Παραλλήλων Εργασιών του 
Παραχοιρησιούχου, θα υπολογίζεται με βάση το Τιμο¬ 
λόγιο Παραλλήλων Εργασιών (Παράρτημα 4), μειωμένου 
κατά την έκπτωση της παρ. 6.3.4 του παρόντος άρθρου. 

Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών, για τις οποίες 
δεν υπαρχουν τιμές μονάδας στο Τιμολογιο των Πα¬ 
ραλλήλων Εργασιών, θα συντάσσονται τιμές μονάδας 
νέων εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
43 του π.δ. 609/1985, όπως αυτό ισχύει σήμερα. 

Από τις ως άνω τιμές του Τιμολογίου Παραλλήλων 
Εργασιών θα αφαιρείται η έκπτωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6.3.4 της παρούσας και θα προστίθεται ποσοστό 
γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου (Γ.Ε. + Ο.Ε.) 
ίσο με 18%, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα. 

6.3.3 Η δαπάνη των Παραλλήλων Εργασιών μέχρι 
αξίας εργασιών ποσού δρχ. δέκα δισεκατομμυρίων 
(10.000.000 000) σε τιμές 16.8.1993 αναθεωρημένου 
τμηματικά κατά την πληρωμή, σύμφωνα με το Συντε¬ 
λεστή Λναθεωρήσεως που προσδιορίζεται στην παρά¬ 
γραφο 6.5.2. ιού παρόντος άρθρου, βαρύνει τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο. Η ο;ς άνω δαπάνη αναφέρεται τοσο 
στις Πα· '·' ·λί'. Εργασίες του Παραχωρησιούχου όσο 
και στις Υπηρεσιακές Εργασίες, Αρχαιολογικές Εργα¬ 
σίες και ΠαράΛ,.,ιλες Εργασίες του Δημοσίου και πε¬ 
ριλαμβάνει τα αντίστοιχα Γ.Ε. και Ο.Ε., καθώς και τη 
δαπάνη για την οικονομική διαχείριση των Παραλλήλων 
Εργασιών του Δημοσίου. Η δαπάνη των Παραλλήλιον 
Εργασιών, πέραν του ανωτέρω ποσού, βαρύνει το Ελ¬ 
ληνικό Δημόσιο. Το Δημόσιο δύναται να αναθέσει με 
διαγωνισμό και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημοσίων 
Έργων την εκτέλεση Παραλλήλων Εργασιών, που υ¬ 
περβαίνουν τη δαπάνη του ανωτέρω ποσού των 10 δια. 
δρχ. σε άλλον εργολάβο. 

Οι τιμές μονάδας του Τιμολογίου Παραλλήλων Ερ¬ 
γασιών αναφέρονται σε τιμές 16.8.1993 και υπόκεινται 
σε νόμιμη αναθεώρηση τιμών, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του Έργου 
(16.8.1993) διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στις ως 
άνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος προστιθέμενης 
αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος βαρύνει εξ ολοκλήρου το 
Ελληνικό Δημόσιο. 

6.3.4 Ο Ποραχωρησιούχος, για πς Παράλληλες Ερ¬ 
γασίες, θα συντάσσει προσωρινούς λογαριασμούς σε 
χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του μηνάς. 

Οι λογαριασμοί αυτοί, κατά το τμήμα που αφορούν 
πς Παράλληλες Εργασίες Παραχωρησιούχου, θα βασί¬ 
ζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέ- 
σθηκαν μέχρι την ημέρα σύνταξής τους. Οι επιμετρήσεις 
συντάσσονται από τον Παραχωρησιούχο, ελέγχονται 
από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και εγκρίνονται από την 
Υπηρεσία. Για τον υπολογισμό του κόστους που αντι¬ 
στοιχεί στις επιμετρούμενες ποσότητες των Παραλλή¬ 
λων Εργασιών του Παραχωρησιούχου, θα χρησιμοποιού¬ 
νται οι αντίστοιχες συμβατικές τιμές μονάδας, δηλαδη 
οι τιμές του Τιμολογίου Μελέτης των Παραλλήλων 
Εργασιών, μειωμένες κατά το ποσοστό της έκπτωσης, 
ή οι τιμές μονάδας νέων εργασιών που συμφωνήθηκαν, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.3.2.. 

Το ως άνω ποσοστό της έκπτωσης για μεν τις 
Παράλληλες Εργασίες του Παραχωρησιούχου που χρη¬ 
ματοδοτεί ο Ποραχωρησιούχος (δηλαδή Παράλληλες 
Εργασίες μέχρι του ποσού των δρχ. 10 δισ. σε τιμές 
16.8.1993, αναθεωρουμένου τμηματικά κατά την πλη¬ 
ρωμή με το Συντελεστή Αναθεώρησης του άρθρου 6.5.2. 
της παρούσας) ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί των τιμών 
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του Τιμολογίου Μελέτης των Παραλλήλων Εργασιών. 
Για τις Παράλληλες Εργασίες του Παραχωρησιούχου 
που 0α χρηματοδοτηθούν από το Λημόσιο μετά την 
εξάντληση του ως άνω ποσού, η έκπτωση ανέρχεται 
σε 10% επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης των 
Παραλλήλων Εργασιών ή σε ποσοστό ανώτερο του 
10%, εψάσον συμφωνηθεί μεταξύ Δημοσίου και Παρα¬ 
χωρησιούχου. 

Οι λογαριασμοί αυτοί θα εγκρίνονται από την Υπη¬ 
ρεσία και θα καθίστανται πληρωτέοι από το Δημόσιο 
στον Παραχοιρησιούχο, όταν η συνολική αξία των ερ¬ 
γασιών, περιλαμβανομέναιν των Γ.Ε και Ο.Ε. και της 
Αναθεώρησης, υπερβεί το ποσό των δέκα δισεκατομ¬ 
μυρίων (10.000.000.000) δραχμών σε τιμές 16.8.1993, 
αναθεωρούμενο τμηματικά κατά την πληρωμή με το 
Συντελεστή Αναθεώρησης του άρθρου 6.5.2. της πα¬ 
ρούσας και μόνο για το ποσό της υπέρβασης. Ο Πα- 
ραχωρησιούχος δικαιούται αναθεωρήσεως των Παραλ¬ 
λήλων Εργασιών για τις εργασίες που εκτελούνται καθ' 
υπέρβαση του παραπάνω ποσού των δραχμών δέκα 
δισεκατομμυρίων (10.000.000.000). 

Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συνολική δαπάνη των 
Παραλλήλων Εργασιών βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο 
και καταβάλλεται στον Παραχωρησιούχο με την έγκριση 
των λογαριασμών. Για τις κρατήσεις επί των λογαρια¬ 
σμών θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 27 του π.δ. 609/1985. Οι κρατήσεις αυτές θα 
γίνονται για το τμήμα του κόστους των Παραλλήλων 
Εργασιών του Παραχωρησιούχου, τις πέραν του ανω¬ 
τέρω ποσού των δρχ. δέκα δισεκατομμυρίων 
(10.000.000.000) σε τιμές 16.8.1993, αναθεωρουμένου 
τμηματικά κατά την πληρωμή με βάση το Συντέλεση) 
Αναθεώρησης του άρθρου 6.5.2. της παρούσας. 

6.4 Συμμετοχή 

6.4.1 Η κατά το άρθρο 3.1.3.1.(α) συμμετοχή του 
Ελληνικού Δημοσίου στη δαπάνη των εργασιών καθο¬ 
ρίζεται ως εξής: 

Δραχμές: Σαράντα δισεκατομμύρια (40 δισ.) 
Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (Εϋυ) : Μηδέν (0) 

Τα ως άνω ποσά αναφέρονται σε τιμές 1.1.1993 και 
υπόκεινται σε αναθεώρηση σύμφωνα με το Συντελεστή 
Αναθεώρησης του άρθρου 6.5 της παρούσας, κατά την 
ημερομηνία καταβολής της. 

Το άθροισμα των ανωτέρω ποσών ανέρχεται στο 
ποσά των δρχ. σαράντα δισεκατομμυρίων 
(40.000.000.000) σε τιμές 1.1.1993. 

6.4.2 Η Συμμετοχή θα καταβάλλεται στον Παραχω¬ 
ρησιούχο τμηματικά με την επέλευση "των Γεγονότων 
Ορόσημο" με βάση το Παράρτημα 5 και σύμφωνα με 
το Παράρτημα 3, όπως αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά 
το "Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο". 

Το ακριβές πρόγραμμα καταβολής της Συμμετοχής 
του Ελληνικού Δημοσίου θα καθορισθεί κατά την υπο¬ 
γραφή των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων. Για την κα¬ 
ταβολή αυτή θα ληφθεί υπόψη η αναγκαιότητα κινητο¬ 
ποίησης του συνόλου των χρηματοοικονομικών πόρων 
(Συμμετοχή Ελληνικού Δημοσίου, Ίδια Κεφάλαια Παρα¬ 
χωρησιούχου, Δανειακά Κεφάλαια), που είναι αναγκαίοι 
για την ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα και με το 
αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ελλη¬ 
νικού Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου και των Χρη¬ 
ματοοικονομικών Οργανισμών που θα συμμετάσχουν 
στη χρηματοδότηση του Εργου. Το πρόγραμμα των 
καταβολών της Συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου 
θα περιληφθεί στη σχετική χρηματοδοτική Σύμβαση. 
Διευκρινίζεται ότι ένα Γεγονός Ορόσημο θα θεωρείται 
ότι συντελέστηκε με την έκδοση, από τον Ανεξάρτητο 


Μηχανικό, της σχετικής Ενδιάμεσης Βεβαίωσης, με την 
οποία θα πιστοποιείται η ημερομηνία επελεύσεως του 
Γεγονότος Ορόσημο, μετά από σχετική αίτηση του 
Παραχωρησιούχου. Εάν η Υπηρεσία έχει διαφωνία, ως 
προς την έκδοση της εν λόγω Ενδιάμεσης Βεβαίωσης, 
θα απευθύνει προς τον Παραχωρησιούχο και τον Ανε¬ 
ξάρτητο Μηχανικό ειδοποίηση, με την οποία θα εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους κατά την άποψή της το 
Γεγονός Ορόσημο δεν έχει επέλθει. Η Υπηρεσία θα 
απευθύνει πιν παραπάνω ειδοποίηση εντός δέκα (10) 
ημερών από τη λήψη της αίτησης του Παραχωρησιούχου. 

Εάν ο Ανεξάρτητος Μηχανικός συμφωνεί με την 
επέλευση του Γεγονότος Ορόσημο, αλλά η Υπηρεσία 
διαφωνεί με την άποψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 
ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδώσει τη σχετική Εν¬ 
διάμεση Βεβαίωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της απήσεως του Παρα¬ 
χωρησιούχου και το Δημόσιο θα καταβάλει στον Πα¬ 
ραχωρησιούχο το αναλογούν ποσό της Συμμετοχής, 
αναθεωρημένο έως την ημερομηνία έκδοσης της αντί¬ 
στοιχης Ενδιάμεσης Βεβαίωσης. Σε περίπτωση διαφω¬ 
νίας της Υπηρεσίας για την έκδοση της παραπάνω 
Ενδιάμεσης Βεβαίωσης, η διαφορά θα επιλύεται σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 38 και 39 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν 
συμφωνεί ως προς την επέλευση του Γεγονότος Ο¬ 
ρόσημο, θα γνωστοποιήσει την άποψή του στην Υπη¬ 
ρεσία και στον Παραχωρησιούχο και θα προσδιορίσει 
τους λόγους που διαμορφώνουν την άποψή του αυτή 
εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της απήσεως του Παραχωρησιούχου. 

Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να επανυποβάλει το 
αίτημά του για την έκδοση της Ενδιάμεσης Βεβαίωσης, 
με την επέλευση του εν λόγω Γ εγονότος Ορόσημο. 

Εάν ο Παραχωρησιούχος διαφωνεί με την άποψη του 
Ανεξάρτητου Μηχανικού, τότε μπορεί να θεωρήσει το 
θέμα ως διαφορά, η οποία θα επιλύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 38 ή/και 39 της παρούσας. 

Εάν ο Ανεξάρτητος Μηχανικός δεν απαντήσει εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, 
σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά τα ως άνω, η Ενδιά¬ 
μεση Βεβαίωση θα θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως εκ- 
δοθεί. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ενδιάμεση Βεβαίωση θα εκδί- 
δεται στο χρόνο που το αντίστοιχο Γ εγονός Ορόσημο 
έχει πραγματικά επέλθει και όχι στον προβλεπόμενο 
από το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής χρόνο επελεύ- 
σεώς του. 

Εάν ο χρόνος πραγματικής επελεύσεως του Γεγο- 
νότος Ορόσημο υπερβαίνει, εξ υπαιτιότητος του Πα¬ 
ραχωρησιούχου, τον προβλεπόμενο από το εκάστοτε 
εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής χρόνο, η α¬ 
ναθεώρηση των αντίστοιχων τμημάτων της Συμμετοχής, 
όπως καθορίζονται στο Παράρτημα 4, θα υπολογίζεται 
με βάση τον προβλεπόμενο στο Χρονοδιάγραμμα Κα¬ 
τασκευής χρόνο επελεύσεως. 

Εάν οποιαδήποτε Ενδιάμεση Βεβαίωση έχει εκδοθεί 
κατά τη διάρκεια ημερολογιακού μηνός, η αντίστοιχη 
καταβολή του τμήματος της Συμμετοχής θα γίνεται 
μέχρι τη λήξη του μηνός αυτού και πάντως όχι αργότερα 
από την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την υποβολή 
του αιτήματος τμηματικής πληρωμής στην Υπηρεσία. 

Μετά την έκδοση της Ενδιάμεσης Βεβαίωσης, με 
ευθύνη του Παραχωρησιούχου, θα συντάσσεται αίτηση 
τμηματικής πληρωμής, η οποία θα περιλαμβάνει το 
ανάλογο τμήμα της Συμμετοχής, για το οποίο έχει 
εκδοθεί Ενδιάμεση Βεβαίωση, σύμφωνα με το Παράρ¬ 
τημα 5. 
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6.4.3 Οι αιτήσεις για τμηματική καταβολή της Συμ¬ 
μετοχής θα καταρτίζονται κατά τρόπο που να εμφανί¬ 
ζουν, σε δύο διαφορετικές στήλες, την αξία της κάθε 
καταβολής σε Δραχμές και σε ΕΟϋ, το συνολικό τμήμα 
της Συμμετοχής που έχει ήδη καταβληθεί, ανακεφα¬ 
λαιωτικά σε τιμές 1.1.1993. 

Ο Παραχωρησιουχος θα πληρώνεται σε δραχμές ο- 
ποιοδήποτε τμήμα της Συμμετοχής εκφράζεται σε ΕΟΙΙ, 
σύμφωνα με την ισοτιμία ίϊχίπ 9 Δραχμής/ΕΟίΙ που δί¬ 
δεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την ημέρα 
της πληρωμής του υπόψη ποσού. 

Το τμήμα της Συμμετοχής που εκφράζεται σε ΕΟΙΙ 
θα πληρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

Κατ' αρχήν, το ποσά που εκφράζεται σε ΕΟυ θα 
μετατρέπεται σε δραχμές (ΤΙοσό Α"), σύμφωνα με την 
ισοτιμία Δραχμής και ΕΟΙΙ που αναγράφεται στο επίσημο 
δελτίο (ίχιηρ της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την 
ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης για τμηματική 
πληρωμή. 

Σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ του 
Ποσού Α και του αυτού τμήματος της Συμμετοχής που 
εκφράζεται σε ΕΟΙΙ και μετατρέπεται σε Δραχμές με 
την ισοτιμία ίίχιπη της Τράπεζας της Ελλάδος κατά 
την ημέρα καταβολής του Ποσού Α, τότε το Δημόσιο 
θα πληρώσει στον Παραχωρησιούχο πιν εν λόγω δια¬ 
φορά ή αντίστροφα ο ΓΙαραχωρησιούχος θα πληρώσει 
στο Δημόσιο την εν λόγω διαφορά, αν η διαφορά είναι 
προς όφελος του, εντός μηνάς από την ημερομηνία 
πληρωμής. 

Τα ποσά των παραπάνω αιτήσεων, για τμηματική 
πληρωμή που είναι πληρωτέα είτε σε Δραχμές είτε σε 
ΕΟυ, δεν υπόκεινται σε κρατήσεις. 

6.5 Συντελεστές Αναθεώρησης 

Ο υπολογισμός της αναθεώρησης για το κατ' απο¬ 
κοπήν τίμημα των τιμών των Κυρίων Εργασιών θα γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Τα ποσά που αναφέρονται στη Σύμβαση και που θα 
αναθεωρούνται σύμφωνα με αυτή, θα αναθεωρούνται 
ως ακολούθως: 

6.5.1 Ποσά που εκφράζονται σε ΕΟΙΙ (Ευρωπαϊκές 
Νομισματικές Μονάδες). 

α. Η αναθεωρητική περίοδος ορίζεται ετήσια, από 
1ης Ιανουάριου έως 31ης Δεκεμβρίου εκάστου ημερο¬ 
λογιακού έτους 

Η τελευταία αναθεωρητική περίοδος θα είναι το χρο¬ 
νικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουάριου του έτους έκδοσης 
της Βεβαίωσης Περαίωσης των Εργασιών (Β.Π.Ε.) και 
είτε του τέλους του μηνάς που προηγείται εκείνου της 
έκδοσης της Β.Π.Ε., εάν αυτή συμβεί προ της 15ης 
του μηνάς ή του τέλους του μηνάς έκδοσης της Β.Π.Ε., 
εάν αυτή συμβεί μετά τη 15η του εν λόγω μηνάς. 

β. Με εξαίρεση την τελευταία περίοδο αναθεώρησης, 
ο Συντελεστής Αναθεώρησης για τα ΕΟυ θα είναι ο 
ακόλουθος: 

Για την περίοδο αναθεώρησης π (έτος η): 

Οπ - (Αριθμητικός μέσος όρος των μηνιαίων τιμών 
του Δείκτη I κατά την περίοδο αναθεώρησης π) / Ιο. 

Για την τελευταία περίοδο αναθεώρησης, ο Συντε¬ 
λεστής Αναθεώρησης για ΕΟυ θα είναι ο ακόλουθος: 

Ο τελευταία ■ (Αριθμητικός μέσος όρος των τιμών 
του Δείκτη I κατά την τελευταία περίοδο αναθεώρησης) 
/ Ιο 

όπου οι δείκτες I και Ιο ορίζονται ως ακολούθως: 

I · Εθνικοί Δείκτες Τιμών Καταναλωτού (ΕϋΠ 15) 
όπως αυτοί ορίζονται επισήμως από τις αρμόδιες αρχές 
της Ε.Ε. και δημοσιεύονται στο ΕυΠΟδΤΑΤ και Ιο είναι 
ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτού της 1.1.1993. 


Προς διευκρίνιση παρατίθενται μερικοί δείκτες ως 
εξής: 

I - 100 το 1985 

Ιο - 137.30 την 1η Ιανουάριου 1993 

I · 153.40 την 31η Δεκεμβρίου 1996. 

γ. Η προσωρινή αναθεώρηση υπολογίζεται πολλα¬ 
πλασιάζοντας το ποσό προς αναθεώρηση επί τον τε¬ 
λευταίο Συντελεστή Αναθεώρησης που έχει γνωστο¬ 
ποιηθεί. Μόλις γνωστοποιηθεί ο εφαρμοστέος Συντε¬ 
λεστής Αναθεώρησης, θα γίνει η προσαρμογή γί αυτά 
τα ποσά που αναθεωρήθηκαν προσωρινά. 

δ. Η Αναθεώρηση θα πληρώνεται στον Παραχωρη¬ 
σιούχο σε Δραχμές σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίσθηκε στο άρθρο 6.4.3 αναφορικά με τη μετατροπή 
των ΕΟΙΙ σε άλλο νόμισμα, που παραμένει στη φροντίδα 
και ευθύνη του Παραχωρησιούχου. 

6.5.2 Τα ποσά που εκφράζονται σε δραχμές θα α¬ 
ναθεωρούνται ως ακολούθως: 

α. Η αναθεωρητική περίοδος ορίζεται ετήσια, από 
1ης Ιανουάριου έως 31ης Δεκεμβρίου εκάστου ημερο¬ 
λογιακού έτους. 

β. Η αναθεώρηση των τιμών της πρώτης αναθεωρη¬ 
τικής περιόδου γίνεται με συντελεστή που ισουται με 
δεκαδικό αριθμό, του οποίου το ακέραιο μέρος είναι η 
μονάδα και το δεκαδικό μέρος το ήμισυ της μέσης 
ετήσιας μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών κατανα¬ 
λωτή της υπόψη περιόδου, που ανακοινώνεται από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία εκφρασμένου σε δεκαδικό 
αριθμό. 

γ. Για κάθε αναθεωρητική περίοδο πέραν της πρώτης, 
ο συντελεστής αναθεώρησης ορίζεται ως το γινόμενο 
συντελεστών σε καθέναν από τους οποίους το ακέραιο 
μέρος είναι η μονάδά και δεκαδικό μέρος είναι το 
σύνολο πις μέσης ετήσιας μεταβολής του γενικού 
δείκτη τιμών καταναλωτή που ανακοινώνεται από την 
Ε.Σ.Υ.Ε , για καθεμία από τις προηγούμενες αναθεω¬ 
ρητικές περιόδους επί το συντελεστή αναθεώρησης 
της υπόψη περιόδου, ο οποίος ορίζεται κατά τον αυτό 
τρόπο, άποις στην ανωτέρω υποπαράγραφο β'. 

δ. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν από το τέλος της 
τελευταίας δωδεκάμηνης αναθεωρητικής περιόδου μέχρι 
το πέρας της κατασκευής του Εργου (βάσει της Βε¬ 
βαίωσης Περάτωσης Εργασιών), αναθεωρούνται με συ¬ 
ντελεστή οις ανωτέρω, αλλά του οποίου το δεκαδικό 
μέρος είναι το ήμισυ της μέσης ετήσιας μεταβολής του 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ε.Σ.Υ.Ε., για το 
διάστημα εκτέλεσης των εργασιών, με τελευταίο μήνα 
τον προηγούμενο του μήνα της Βεβαίωσης Περάτωσης 
Εργασιών, αν αυτή φέρει ημερομηνία μέχρι και 15 του 
μήνα, άλλως τον επόμενο. 

Για τον προσωρινό υπολογισμό της αναθεώρησης 
κάθε, τρέχουσας αναθεωρητικής περιόδου, για τον υ¬ 
πολογισμό κατά τα ως άνω του συντελεστή αναθεώ¬ 
ρησης της υπόψη περιόδου, θα χρησιμοποιείται ως 
προσωρινός δείκτης εκείνος της προηγούμενης ανα¬ 
θεωρητικής περιόδου. 

ε. Η τελική αναθεώρηση των τιμών εκάστης αναθεω¬ 
ρητικής περιόδου υπολογίζεται αμέσως μετά την έκδοση 
της μέσης ετήσιας μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών 
καταναλωτή της υπόψη περιόδου της Εθνικής Στατι¬ 
στικής Υπηρεσίας και καταβάλλεται στον Παραχωρη¬ 
σιούχο σε δραχμές. 

στ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μέση ετήσια μεταβολή 
του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, που ανακοινώ¬ 
θηκε από την Ε.Σ.Υ.Ε. για το έτος 1994 είναι 10,90% 
και για το έτος 1995 8,91%. 

6.5.3 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέω¬ 
ση, στη Σύμβαση Κατασκευής που θα συνάψει με την 
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Κατασκευαστική Κοινοπραξία, η οποία θα αναλάβει την 
κατασκευή του Εργου, να συμφωνήσει ένα κατ' απο¬ 
κοπήν τίμημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 
από το άθροισμα που προκύπτει από τη δαπάνη του 
κατ' αποκοπήν τιμήματος της προσφοράς του, σε τιμές 
1.1.1993 και της Αναθεώρησης που θα υπολογισθεί, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 6.5.1 και 6.5.2 του πα¬ 
ρόντος άρθρου. 

6.6 Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους Εργολά¬ 
βου 

6.6.1 Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του 
Κατασκευαστή για τις Κύριες Εργασίες (Γ.Ε. και Ο.Ε.) 
περιλαμβάνεται στο κατ αποκοπήν τίμημα των Κυρίων 
Εργασιών 

6.6.2 Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος Κα¬ 
τασκευαστή που αφορά τις κατωτέρω πμές μονάδας 
(πλην του κατ αποκοπήν τιμήματος) ήτοι: 

α. τιμές τιμολογίου Παραλλήλων Εργασιών «Παράρ¬ 
τημα 4β», 

β. εργασίες που θα πληρωθούν με πρωτόκολλο κα¬ 
νονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), 
που θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
π.δ. 609/1985, όπως ισχύει, και ορίζεται σε δεκαοκτώ 
τοις εκατό (18%) ποσοστό που θα προστίθεται στις 
ανωτέρω τιμές μονάδας 

6.6.3 Για τις Υπηρεσιακές και Αρχαιολογικές Εργασίες 
το ποσοστό για την κάλυψη των συντονιστικών υπη¬ 
ρεσιών (γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου) ορίζεται 
σε πέντε κόμμα τέσσερα τοις εκατό (5,4%), ενώ για 
τις εργασίες που πληρώνονται απολογιστικά στον Πα- 
ραχωρησιούχο ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%). 

Τα ποσά που θα προκύπτουν από την εφαρμογή των 
ανωτέρω ποσοστών, αυτά θα προστίθενται στα ποσά 
των Υπηρεσιακών Εργασιών ή των Αρχαιολογικών Ερ¬ 
γασιών ή των Παραλλήλων Εργασιών του Παραχωρη- 
σιούχου. 

6.6.4 Τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στα ποσοστά 
που προσδιορίσθηκαν στα άρθρα 6.6.2 και 6.6.3 του 
παρόντος θα θεωρούνται ως δαπάνη Παραλλήλων Ερ¬ 
γασιών ΓΙαραχωρησιούχου, Υπηρεσιακές ή Αρχαιολογι¬ 
κές Εργασίες, αναλόγατς της περιπτώσεως. 

6.6.5 Πιστοποιήσεις Παραλλήλων Εργασιών. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 
6.3.4 της παρούσας, για τις πιστοποιήσεις των Παραλ¬ 
λήλων Εργασιών, εφαρμόζονται και τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 40 του π.δ. 609/1985. 

6.7 Η Υπηρεσία δύναται, ανά πάσα στιγμή, να εισέρ¬ 
χεται στο Εργοτάξιο και να παρακολουθεί την πρόοδο 
των επί τόπου Εργασιών και την εν γένει καλή εκτέλεση 
του Έργου. 

6.8 Ο Παραχωρησιούχος βαρύνεται με το κόστος των 
αναγκαίων επισκέψεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας, 
στα εργοστάσια κατασκευής τμημάτων του Μετρό και 
στα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Οι επισκέψεις αυτές θα προγραμματί¬ 
ζονται, σε συμφωνία με τον Παραχωρησιούχο και τον 
Κατασκευαστή, στα πλαίσια των αναγκών του Έργου. 

6.9 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει 
στην Υπηρεσία κάθε απαιτούμενη βοήθεια και να συ¬ 
ντονίζει τις δραστηριότητές του με αυτές της Υπηρε¬ 
σίας, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Υπηρεσιακών 
Εργασιών 

6.10 Ο Παραχωρησιούχος θα ενημερώνει την αρμόδια 
Δημόσια Υπηρεσία για τις εργασίες τις οποίες θεωρεί 


απαραίτητες, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών 
των δικτύων, και οι οποίες είναι ενδεχόμενο να είναι 
Παράλληλες Εργασίες Παραχωρησιούχου ή Υπηρεσια¬ 
κές Εργασίες. Εάν η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία θεω¬ 
ρήσει τις εργασίες αυτές ως Υπηρεσιακές Εργασίες, 
που μόνον αυτή δύναται να εκτελεί, ο Παραχωρησιούχος 
θα καταβάλει το κόστος των Υπηρεσιακών Εργασιών 
βάσει τιμολογίων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργα¬ 
νισμών που εκτέλεσαν τις σχετικές εργασίες και επί 
τη βάσει των σχετικών εγγράφων που ανταλλάχθηκαν 
μεταξύ των αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών και Οργα¬ 
νισμών της Υπηρεσίας και του Παραχωρησιούχου. Ε¬ 
φόσον ο Παραχωρησιούχος λάβει την προηγούμενη 
έγκριση της Υπηρεσίας, για την εκτέλεση των Υπηρε¬ 
σιακών Εργασιών, οι δαπάνες των Δημοσίων Υπηρεσιών, 
που εκτέλεσαν τις σχετικές εργασίες και οι οποίες 
πληρώθηκαν από τον Παραχωρησιούχο, περιλαμβάνο¬ 
νται στην πρόβλεψη των 10.000.000.000 δρχ. σε τιμές 
16.8.1993, για τις οποίες ο Παραχωρησιούχος αποζη¬ 
μιώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 6.3 του παρόντος. 

6.11 Ο Παραχωρησιούχος στα πλαίσια του κατ' απο¬ 
κοπή τιμήματος των Κυρίων Εργασιών αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει, μελετήσει, χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει και 
ολοκληρώσει το Μετρό, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή 
λειτουργία του, σύμφωνα με την παρούσα, ακόμη και 
αν αυτό απαιτεί εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα 1 ή στη Λεπτομερή Οριστική Μελέτη. 

6.12 Εάν το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την εύλογη 
κρίση του, αποφασίσει ότι υπάρχουν εργασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν, εκτός της περιμέτρου των 
κατακόρυφων εκσκαφών, ώστε να διασφαλίζεται ο σω¬ 
στός σχεδιασμός, κατασκευή και ολοκλήρωση του Με¬ 
τρό και οι εργασίες αυτές δεν έχουν προσδιορισθει 
στο Παράρτημα 1 ή την εγκεκριμένη Γ ενική Οριστική 
Μελέτη ή στις Λεπτομερείς Οριστικές Μελέτες, τότε 
οι Εργασίες αυτές θεωρούνται Παράλληλες Εργασίες. 
Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ερ¬ 
γασίες αυτές, αφού προηγουμένως ενημερώσει την 
Υπηρεσία για το εκτιμώμενο κόστος αυτών και τις 
επιπτώσεις τους στο χρονοδιάγραμμα του Εργου. Το 
κόστος των εργασιών αυτών θα προσδιορίζεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Εάν ο Παραχω¬ 
ρησιούχος ευλόγως κρίνει ότι οι εργασίες αυτές δεν 
απαιτούνται για το σωστό σχεδίασμά, κατασκευή και 
ολοκλήρωση του Μετρό, τότε θα υποβάλει αιτιολογη¬ 
μένες αντιρρήσεις, οπότε θεωρείται ότι έχει προκόψει 
διαφορά, η οποία θα επιλύεται σύμφωνα με τα άρθρα 
38 και 39. 

6.13 Το ύψος της τελικής δαπάνης των Παραλλήλων 
Εργασιών δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επι¬ 
βάλλονται από την κείμενη νομοθεσία για την εκτέλεση 
των δημόσιων έργων. 

6.14 Λειτουργία της πόλης - Προστασία του Περι¬ 
βάλλοντος. 

6.14.1 Ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να μελετήσει 
τη διάταξη του Μετρό και να προγραμματίσει την κα¬ 
τασκευή του, έτσι ώστε να προκληθεί η ελάχιστη εύλογη 
αναμενόμενη παρενόχληση στις λειτουργίες και στη 
δομή της πόλης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
του, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, και 
η ελάχιστη δυνατή αισθητική, ηχητική και λοιπή ρύπανση 
του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και οι ελάχιστες 
δυνατές οχλήσεις σε μνημεία, κτίρια καί κάθε είδους 
εγκαταστάσεις. 
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Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εργασιών καμία οδός 
δεν θα αποκλείατε! εξ ολοκλήρου, ακόμη και αν γίνεται 
προσωρινά αδιέξοδος, εκτός εάν και στο μέτρο που 
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες των 
εργασιών. 

Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις θέσεις του Μετρά 
θα πρέπει να διευκολύνεται, κατά τρόπο αποδεκτό από 
την Υπηρεσία, η προσέγγιση των πυροσβεστικών οχη¬ 
μάτων, η έκτακτη διακίνηση ασθενών, η διακίνηση των 
πεζών και η τροφοδοσία καταστημάτων, βιοτεχνιών 
κ.λπ. μονάδων. 

Στους κύριους οδικούς άξονες Μοναστηριού, Εγνατία 
και Ν. Εγνατία θα διατηρηθούν τουλάχιστον δύο λωρίδες 
κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, έστω και αν σε μερικές 
περιπτώσεις απαιτείται η κατασκευή προσωρινών κα¬ 
ταστρωμάτων για την κάλυψη εν όλοι ή εν μέρει των 
ορυγμάτων. 

Αν η τοποθέτηση των προσωρινών καταστρωμάτων 
προϋποθέτει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, ο 
Παραχωρησιούχος θα μεριμνά ώστε αυτά να τοποθε¬ 
τούνται νύχτα ή σε ημέρες και ώρες μικρής κυκλοφορίας. 

6.14.2 Επειδή το Μετρά κατασκευάζεται σε περιοχή 
με έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, ο Παραχωρη¬ 
σιούχος θα πρέπει να προγραμματίζει τις εργασίες του, 
έτσι ώστε να έχει, σε κάθε χρονική στιγμή, όσο γίνεται 
λιγότερα ανοιχτά ορύγματα, εργοτάξια, και λοιπά έργα 
που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, σύμφωνα με το 
Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής. 

Ακόμη ο Παραχωρησιούχος θα πρέπει να δώσει ι¬ 
διαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προσωρινών ή μόνιμων ρυθμίσεων 
της κυκλοφορίας που θα χρειαστούν για τη διενέργεια 
εκσκαιρών, διέλευση μηχανημάτων, αυτοκινήτων κ.λπ., 
συμμορφουμενος πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις, 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τη μελέτη των κυ¬ 
κλοφορικών ρυθμίσεων. 

Μετά από κυκλοφοριακή μελέτη είναι δυνατόν, κατά 
την Περίοδο Κατασκευής, να τροποποιείται η μονοδρό- 
μηση ορισμένων οδών ή να διαμορφώνονται νέοι μο¬ 
νόδρομοι, ώστε να δημιουργούνται διαδρομές προτιμή- 
σεως, που θα καθιστούν δυνατή την παράκαμψη της 
ζώνης, που επηρεάζεται από τις εργασίες. 

Ολες οι απαιτούμενες σημάνσεις και σηματοδοτήσεις 
για τις τοπικές κυκλοφοριακές παρακάμψεις στους δρό¬ 
μους της Θεσσαλονίκης, που γίνονται λόγω των Ερ¬ 
γασιών, καθώς και η τοποθέτηση εμποδίων και περι¬ 
φραγμάτων γίνονται με δαπάνες του Παραχωρησιούχου. 

Το Λημόσιο θα εξασφαλίσει στον Παραχωρησιούχο 
τις σχετικές άδειες, στα πλαίσια της κείμενης νομοθε¬ 
σίας, έτσι ώστε να τηρηθεί το λεπτομερές χρονοδιά¬ 
γραμμα κατασκευής, εφόσον ο Παραχωρησιούχος υπο¬ 
βάλει εγκαίρως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την έκδοση των αδειών. 

6.14.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Εργασιών, ο 
Παραχωρησιούχος πρέπει να περιβάλει τα εργοτάξια, 
τα ορύγματα και τις λοιπές θέσεις εργασίας με καλαί¬ 
σθητα περιφράγματα, που θα πληρούν τους όρους 
ασφαλείας και θα αποτρέπουν τη ρύπανση του περι¬ 
βάλλοντος χώρου και να παίρνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα για την ελαχιστοποίηση, σε εύλογο βαθμό, της 
ρύπανσης του αέρα με σκόνη, σωματίδια ή με χημικούς 
ρυπαντές, σύμφωνα με την απόφαση έγκρισης των 
περιβαλλοντικών όρων. 

Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί 
καθαρά, από επιγραφές, αφίσες ή άλλα υλικά, τόσο τα 
πιο πάνω περιφράγματα όσο και όλα τα τμήματα του 
Έργου. 

Το δικαίωμα για τοποθέτηση διαφημίσεων κάθε είδους 


ή πληροφοριακών στοιχείων στα περιφράγματα ανήκει 
αποκλειστικά στην Υπηρεσία και ο Παραχωρησιούχος 
υποχρεούται να διευκολύνει την υλοποίηση των σχετι¬ 
κών αποφάσεων της Υπηρεσίας. 

6.14.4 Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 6.14 αφο¬ 
ρούν όλες τις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες από 
τον Παραχωρησιούχο με αιτία το Μετρά (ορύγματα, 
Παράλληλες Εργασίες, χώροι εναπόθεσης προϊόντων 
εκσκαφών, χώροι απόληψης υλικών, αποθήκες, εργο¬ 
στάσια, όπου κατασκευάζονται τμήματα του Έργου) και 
για την υλοποίησή τους δεν καταβάλλεται πρόσθετη 
αποζημίωση στον Παραχωρησιούχο. 

6.14.5 Ο Παραχωρησιούχος θα οριοθετήσει (ή θα 
φροντίσει γι' αυτό) τις Εργασίες σε σχέση με τα αρχικα 
σημεία, γραμμές και επίπεδα αναφοράς, που έχουν 
ορισθεί από το Δημόσιο γραπτώς. 

6.15 Περίοδος μεταξύ της κυρώσεως με νόμο και της 
Ημερομηνίας Θέσεως σε ισχύ. 

6.15.1 Μετά την κύρωση με νόμο της παρούσας ο 
Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει τις ακόλουθες Πρό¬ 
δρομες Εργασίες. 

(ί) Συλλογή διαθέσιμων πληροφοριών από τις Δημο¬ 
σίες Υπηρεσίες και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, 
αναφορικά με: 

- τα δίκτυα ΟΚΩ 

- τη σήραγγα Πιλότο 

- τις αρχαιολογικές έρευνες 

- τον προσδιορισμό της θέσεως των σχετικών δικτύων 
στο Εργοτάξιο, εάν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. 

(ϋ) Εκτέλεση και αξιολόγηση των γεωτεχνικών ερευ¬ 
νών. 

(ίϋ) Αξιολόγηση των επιπτώσεων των πληροφοριών 
αυτών στη μελέτη και στο χρονοδιάγραμμα των Κυρίων 
Εργασιών, έτσι ώστε να υποβληθεί στην Υπηρεσία και 
να γίνει αποδεκτό από την τελευταία ένα χρονοδιά¬ 
γραμμα των Κυρίων Εργασιών, στο οποίο θα έχουν 
ενσωματωθεί οι διαθέσιμες πληροφορίες. 

(ίν) Εκπόνηση της Γενικής Οριστικής Μελέτης του 
Μετρά. 

Οι Πρόδρομες Εργασίες αυτές, καθώς και το χρο¬ 
νοδιάγραμμά τους προσδιορίζονται αναλυτικότερα στο 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 12. Κατά 
την περίοδο των Πρόδρομων Εργασιών θα οριστικο- 
ποιηθούν και τα Σχέδια 1 και 2 του Παραρτήματος 10 
της παρούσας. 

Τα Μέρη συμφωνούν ότι το τίμημα των παραπάνω 
Πρόδρομων Εργασιών ανέρχεται στο τρία τοις εκατό 
(3%) του Κατ' Αποκοπή Τιμήματος για τις Κύριες Ερ¬ 
γασίες και ότι ο Παραχωρησιούχος θα επιβαρυνθεί με 
το είκοσι τοις εκατό (20%) του τιμήματος αυτού. 

Στο ως άνω τίμημα περιλαμβάνεται και η αμοιβή του 
Επιβλέποντα Μηχανικού που θα βεβαιώσει την πρόοδο 
των εν λόγω Πρόδρομων Εργασιών, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα και το αντικείμενο των εργασιών που 
προσδιορίζεται στο Παράρτημα 12, και θα πιστοποιήσει 
ότι οι έρευνες και η Γενική Οριστική Μελέτη είναι 
κατάλληλες για να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον 
οποίο γίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. 
Ο χρόνος έναρξης των άνω εργασιών, οι προδιαγραφές 
αυτών και οι λοιποί όροι που διέπουν την εκτέλεση 
των εν λόγω Πρόδρομων Εργασιών θα συμφωνηθουν 
μεταξύ των Μερών εντός τριάντα (30) ημερών από την 
κύρωση με νόμο της παρούσας. Στη συμφωνία αυτήν 
θα περιληφθούν μεταξύ των άλλων και: 

- Οι αναλυτικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες 
θα εκτελεστούν οι υπόψη εργασίες, δεδομένου ότι 
αυτές δεν καλύπτονται από τα προβλεπόμενα στο 
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Παράρτημα 1 της παρούσας Σύμβασης. 

- Τα καθήκοντα του Επιβλέποντα Μηχανικού τα οποία, 
κατ' αρχήν, συμφωνείται ότι θα είναι αντίστοιχα εκείνων 
που προβλέπονται ως καθήκοντα του Ανεξάρτητου 
Μηχανικού. 

Ο Επιβλέπων Μηχανικός θα είναι ανεξάρτητος από 
τα Μέρη, θα έχει κατάλληλη εμπειρία για 'έτοιου είδους 
εργασίες, θα επιλεγεί δε μετά από πρόταση του Πα~ 
ραχωρησιούχου και σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και σε περί¬ 
πτωση τυχόν αντικατάστασής του. 

6.15.2 Ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση των Πρό¬ 
δρομων Εργασιών, το Δημόσιο θα καταβάλει στον Πα- 
ραχωρησιούχο ποσό σε ΕΟυ ίσο με το ογδόντα τοις 
εκατό (80%) του άνω τιμήματος, σε τέσσερις δόσεις 
ως ακολούθως: 

ί) Τριάντα τοις εκατό (30%) του άνω ποσού, που 
αναλογεί στο Δημόσιο, θα καταβληθεί εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των 
άνω εργασιών και μετά την προσκόμιση από τον Πα- 
ραχωρησιούχο εγγυητικής επιστολής ποσοστού δεκα¬ 
πέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της πρώτης 
καταβολής, με την οποία θα εγγυάται την καλή εκτέλεση 
των ανωτέρω Πρόδρομων Εργασιών. Η εγγυητική αυτή 
επιστολή θα επιστραφεί στον Παραχωρησιούχο εντός 
προθεσμίας είκοσι 120) ημερών από τη βεβαίωση του 
Επιβλέποντος Μηχανικού ότι ολοκληρώθηκαν οι Πρό¬ 
δρομες Εργασίες ή κατά την ημερομηνία του Οικονο¬ 
μικού Κλεισίματος, οποιοδήποτε από τα δύο επισυμβεί 
νωρίτερα. 

ιί) Τριάντα τοις εκατό (30%) του άνω ποσού θα 
καταβληθεί στον Παραχωρησιούχο το αργότερο μέχρι 
το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία 
έναρξης των Πρόδρομων Εργασιών, μετά και από βε¬ 
βαίωση του Επιβλέποντος Μηχανικού για την πρόοδο 
των εργασιών. 

ίίί) Τριάντα τοις εκατό (30%) του άνω ποσού θα 
καταβληθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του έβδομου 
μήνα από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, μετά 
από βεβαίοιση του Επιβλέποντος Μηχανικού για την 
πρόοδο των εργασιών. 

ιν) Δέκα τοις εκατό (10%) του άνω ποσού θα κατα¬ 
βληθεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη 
βεβαίωση του Επιβλέποντος Μηχανικού ότι ολοκληρώ¬ 
θηκαν οι Πρόδρομες Εργασίες ή κατά την ημερομηνία 
του Οικονομικού Κλεισίματος, οποιοδήποτε από τα δύο 
επισυμβεί νωρίτερα. 

6.15.3 Μετά τη Θέση σε Ισχύ της Σύμβασης, τα ποσά 
που καταβλήθηκαν από το Δημόσιο στον Παραχωρη¬ 
σιούχο πριν από την Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ, θα 
συνυπολογισθούν στο ποσό της Συμμετοχής και θα 
θεωρηθούν ως τμηματική καταβολή αυτής. Ο Παραχω- 
ρησιούχος μετά και την εκτέλεση των Πρόδρομων 
Εργασιών θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των 
συνθηκών, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3.0.1, 
και αναλαμβάνει τους σχετικούς κινδύνους σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας. 

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη 
για την καταλληλότητα και επάρκεια των Πρόδρομων 
Εργασιών, προκειμένου αυτές να βεβαιωθούν από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό μετά την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση που η Σύμβαση δεν τεθεί σε Ισχύ, η 
κυριότητα των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πρό¬ 
δρομων Εργασιών θα μεταβιβασθεί στο Δημόσιο, ο δε 
Παραχωρησιούχος δεν θα επιστρέφει στο Δημόσιο τα 
ποσά που εισέπραξε, κανένα δε άλλο ποσό δεν θα 
επιστραφεί ούτε θα οφείλεται από τον Παραχωρησιούχο 


στο Δημόσιο ή από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο 

6.15.4 Αν κατά την περίοδο των Πρόδρομων Εργασιών 
διαπιστωθεί ότι με την επιλεγείσα χάραξη (βασική λύση 
προσφοράς) επιβαρύνεται σημαντικά η διάρκεια κατα¬ 
σκευής του Έργου ή το κόστος των Παραλλήλων 
Εργασιών είτε λόγω απαιτούμενων εκτεταμένων αρ¬ 
χαιολογικών ανασκαφών είτε λόγω εκτεταμένων αλλη- 
λοεπικαλύψεων με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.. το Δημόσιο δύναται 
να επιλέξει, πριν τη Θέση σε Ισχύ της παρούσας, την 
εφαρμογή της εναλλακτικής λύσης προσφοράς (ολικής 
διάτρησης). Στην περίπτωση αυτήν ο Παραχωρησιούχος 
δεσμεύεται να εφαρμόσει την εναλλακτική λύση της 
προσφοράς της Κοινοπραξίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ 
σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προβλέψεις της προ¬ 
σφοράς αυτής, που έχουν περιληφθεί στα παραρτήματα 
Ια, 3α, και 7α. Σε περίπτωση επιλογής της λύσης αυτής 
τα παραρτήματα 1, 3 και 7 πις παρούσας θα αντικα- 
τασταθούν με τα παραρτήματα Ια, 3α και 7α , τα οποία 
προσσρτώνται επίσης στην παρούσα. Οι αναγκαίες τρο¬ 
ποποιήσεις της παρούσας για την εφαρμογή της εναλ¬ 
λακτικής λύσης θα εισαχθούν για κύρωση στη Βουλή. 

6.15.5 Σε περίπτωση που μετά την εκτέλεση των 
Πρόδρομων Εργασιών απαιτηθεί, λόγω αρχαιολογικών 
ευρημάτων, υποβιβασμός της στάθμης του τμήματος 
του Μετρό από το Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό έως το 
Σταθμό Συντριβάνι, μέχρι ένα (1) μέτρο, σε σχέση με 
την προβλεπομενη στάθμη του τμήματος αυτου του 
Έργου, όλες οι απαιτουμενες επιπλέον δαπανες για 
τον υποβιβασμό αυτόν (επιπλέον εκσκαφές και σκυρο¬ 
δετήσεις, επιπλέον μηχανολογικός εξοπλισμός κ.λπ.) 
βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο. 

Ζ^ΟΕΩΟΕΙΜΙΑ.ΠΕ ΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 

ΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 

7.1 "Ουσιαστική Περάτωση ' σημαίνει, για το σκοπο 
της Σύμβασης, την περάτωση της κατασκευής, σύμφωνα 
με τη Σύμβαση, με εξαίρεση ελαττωμάτων, ατελειών 
και τελειωμάτων που δεν θα εμποδίζουν ουσιαστικά την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία του Μετρό και της πόλης 
Η ουσιαστική περάτωση των Εργασιών πρέπει να λάβει 
χώρα εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών, αρχομένης 
από την Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ της παρούσας 
με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης παράτασης αυτής, 
κατά τους όρους της παρούσας, και ο Παραχωρησιούχος 
υπόσχεται στο Ελληνικό Δημόσιο την ουσιαστική πε¬ 
ράτωση των Εργασιών εντός της ανωτέρω χρονικής 
προθεσμίας. 

7.2 Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, για να τηρηθούν οι 
τμηματικές προθεσμίες του άρθρου 8 της παρούσας 
Σύμβασης και η συνολική προθεσμία ουσιαστικής πε- 
ράτωσης του άρθρου 7.1, ο Παραχωρησιούχος υπο- 
χρεούται να ενισχύσει τα συνεργεία του σε μηχανικό 
εξοπλισμό και, εφόσον αυτός το κρίνει αναγκαίο, να 
εφαρμόσει εργασία σε 3 πλήρεις βάρδιες (24ωρη ερ¬ 
γασία στο εργοτάξιο) είτε εργασία σε βάση υπερωριών 
και εργασία κατά τις εξαιρούμενες ημέρες, τηρώντας 
τις απαραίτητες διατάξεις των αρμόδιων Αρχών, για να 
καλύψει κάθε τμηματική καθυστέρηση (σε τμήμα του 
Έργου ή και σε μεμονωμένες δραστηριότητες), που 
έχει προκύψει ή θα προκόψει, αν η καθυστέρηση αυτή 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του ίδιου. 

7.3 Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας, τα 
παρακάτω γεγονότα αποτελούν λόγους παρατάσεως 
της συνολικής προθεσμίας του άρθρου 7.1 και των 
προθεσμιών του άρθρου (8), καθώς και των άλλων 
προθεσμιών, που τυχόν προβλέπονται από την παρούσα, 
εφόσον οι καθυστερήσεις αυτές επηρεάζουν τις κρίσιμες 
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διαδρομές του εκάστοτε επικαιροποιημένου διαγράμμα¬ 
τος ΡΕΗΤ, που θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία. 

7.3.1 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 23.1 της παρούσας. 

7.3.2 Καθυστερήσεις που οφείλονται σε περιορισμούς 
που επιβάλλει η αρχαιολογική υπηρεσία, σύμφωνα με 
το άρθρο 11 ή σε υπερβάσεις του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης των Υπηρεσιακών Εργασιών ή και των Πα¬ 
ραλλήλων Εργασιών του Δημοσίου. 

7.3.3 Εντολή να διακοπούν όλες οι εργασίες στο 
Μετρό ή μέρος αυτών, από την Υπηρεσία, για λόγους 
για τους οποίους δεν ευθύνεται ο Παραχωρησιούχος. 

7.3.4 Καθυστερήσεις που οφείλονται στην έγκριση 
Εγγράφων, από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας. 

7.3.5 Καθυστερήσεις που οφείλονται στην αποκλει¬ 
στική ή μερική υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, ανάλογα με 
το ποσοστό ευθύνης. 

7.3.6 Μεταβολές, οι οποίες ζητούνται από το Δημόσιο. 

7.3.7 Αναστολή εργασιών με δικαστική απόφαση, για 
λόγους για τους οποίους ο Παραχωρησιούχος δεν φέρει 
ευθύνη. 

7.4.1 Σε όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 7.3, χο¬ 
ρηγείται παράταση της περιόδου κατασκευής, ίση με 
τη δυσμενή επίπτωση των γεγονότων της καθυστέρησης 
στην κρίσιμη διαδρομή του διαγράμματος ΡΕΠΤ, όπως 
εκάστοτε επικαιροποιείται. 

7.4.2 Οι παρατάσεις που θα χορηγηθούν, κατά τα 
ανωτέρω, μεταθέτουν κατά ίσο χρόνο την περίοδο 
παραχώρησης, εφόσον εξ αυτών η περίοδος κατασκευής 
υπερβεί την προβλεπόμενη εκ του άρθρου 7.1 πις 
παρούσας διάρκεια. 

7.4.3 Το Δημόσιο θα καταβάλει στον Παραχωρησιούχο 
τις Θετικές Ζημίες, σε σχέση με οποιαδήποτε καθυ¬ 
στέρηση, για την οποία ευθύνεται το Δημόσιο ή σε 
σχέση με οποιοδήποτε από τα γεγονότα των άρθρων 

7.3 2 έως 7.3.7 της παρούσας, ανεξάρτητα εάν λόγω 
των γεγονότων αυτών ο Παραχωρησιούχος δικαιούται 
παρατάσεως. Ειδικώς για την περίπτωση του 7.3.5 το 
Δημόσιο θα καταβάλει Θετικές Ζημίες, ανάλογα με το 
ποσοστό ευθύνης του. Από τα παραπάνω θα αφαιρού- 
νται τυχόν ασφαλιστικές αποζημιώσεις που εισπράχθη- 
σαν. 

7.4.4 Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί οποιαδήποτε 
παράταση στον Παραχωρησιούχο ή επέλθει οποιοδή- 
ποτε γεγονός, συνεπεία του οποίου ο τελευταίος δι¬ 
καιούται παράτασης, τότε το Δημόσιο μπορεί να ζητήσει 
από τον Παραχωρησιούχο να προσφέρει πμή με την 
οποία ο Παραχωρησιούχος, ο Κατασκευαστής ή και ο 
Διαχειριστής θα αναλάμβανε να περιορίσει ή να εξα¬ 
λείψει την έκταση της χορηγηθείσας ή απαιτητής πα¬ 
ράτασης. Ο Παραχωρησιούχος θα γνωρίσει στο Δημόσιο 
τα προτεινόμενα μέτρα επιτάχυνσης, τις επιπτώσεις 
τους στο χρόνο κατασκευής, καθώς και την προσφε- 
ρόμενη τιμή και τα σχετικά στοιχεία. Το Δημόσιο δύναται 
εντός 14 ημερών από τη λήψη της ως άνω γνωστο¬ 
ποίησης: 

α) να εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα επιτάχυνσης 
και να αποδεχθεί την ως άνω τιμή του Ποραχωρησιούχου 
και αν έχει χορηγήσει παράταση, να τη μειώσει ανα- 
λόγως, 

β) να πληροφορήσει τον Παραχωρησιούχο για την 
απόφασή του να μην εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα 
επιτάχυνσης, 

γ) να εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα και να διαφω¬ 
νήσει, ως προς την προσφερόμενη τιμή, οπότε η δια¬ 
φορά επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 


38 και 39 της παρούσας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά 
των ρυθμίσεων του άρθρου 20.9 της παρούσας. 

7.5 Γεγονότα που δεν δικαιολογούν παράταση προ¬ 
θεσμιών ή αποζημίωση είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

7.5.1 Η οικονομική δυσχέρεια του Ποραχωρησιούχου. 

7.5.2 Ασθένεια και όποιες απουσίες του βασικού 
Προσωπικού του Ποραχωρησιούχου, του Κατασκευαστή 
και των Υπεργολάβων τους. 

7.5.3 Η απεργία μόνο του προσωπικού του Παραχω- 
ρησιούχου, του Κατασκευαστή και των Υπεργολάβων 
τους ή γενική απεργία διάρκειας μέχρι δύο (2) ημερών 
ή συνολικής διάρκειας, ετησίως, μικρότερης των πέντε 
(5) ημερών, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής. 

7.5.4 Περιοδικές ελλείψεις υλικών στην αγορά, δυ¬ 
σκολία να βρεθεί ειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό 
και μηχανήματα. 

7.5.5 Οι αιτήσεις του Ποραχωρησιούχου που ζητουν 
τη διασαφήνιση, συμπλήρωση ή και διόρθωση Εγγράφων 

7.5.6 Η αίτηση για διευκρίνιση όρων της Σύμβασης 
αυτής. 

7.5.7 Η δυσχέρεια από μετατοπίσεις εγκαταστάσεων 
Ο.Κ.Ω., τις οποίες εκτελεί ο Παραχωρησιούχος. 

7.6 Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω οριζόμενα 
γεγονότα προκύψει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με 
κάποιο γεγονός ή περίσταση για την οποία δεν ευθυ- 
νεται ο Παραχωρησιούχος, βάσει των προβλέψεων της 
παρούσας Σύμβασης ο Παραχωρησιούχος δικαιούται 
παράταση προθεσμιών. 

7.7 Με την επιφύλαξη της ανάλογης εφαρμογής της 
διατάξεως του άρθρου 388 Α.Κ., και λαμβανομένων 
υπόψη και των εργασιών του άρθρου 6.15 της παρούσας, 
παράταση προθεσμιών δεν θα παρασχεθεί στον Παρα¬ 
χωρησιούχο με δικαιολογία την άγνοια των γεωλογικών, 
γεωτεχνικών και υδρολογικών συνθηκών της περιοχής 
του Εργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προ¬ 
μήθειας υλικών, της κατάστασης των οδών προσπέλα¬ 
σης, των δυσχερειών για τη μεταφορά και απόρριψη 
των προϊόντων εκσκαφής ή της αδυναμίας έγκαιρης 
εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την 
ελληνική ή αλλοδαπή βιομηχανία. 

7.8 Μετά την εκτέλεση των εργασιών του άρθρου 
6.15 της παρούσας ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται 
παράτασης προθεσμιών με αιτία τις ελλείψεις ή τα λάθη 
των πληροφοριακών στοιχείων, που του χορηγούνται 
για τις υπόγειες εγκαταστάσεις των Ο.Κ.Ω., τις προ¬ 
καταρκτικές ερευνητικές τομές, που θα κάνει για τον 
εντοπισμό εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. και αρχαιοτήτων, τις 
υποστηρίξεις ή μετατοπίσεις εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω.. 
που βρίσκονται μέσα στο περίγραμμα κατακόρυφων 
εκσκαφών και για τις Παράλληλες Εργασίες, με εξαίρεση 
τις εργασίες ανασκαφών για τις οποίες προβλέπονται 
ειδικοί όροι στο άρθρο 11. 

7.9 Ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται παράταση προ¬ 
θεσμίας και Θετικές Ζημίες σε περίπτωση που η εκτέ¬ 
λεση του Εργου καθυστερήσει ως εκ της ανεύρεσης 
δικτύων Κοινής Ωφελείας, η ύπαρξη των οποίων δεν 
θα μπορούσε ευλόγως να προσδιορισθεί από τις έρευ¬ 
νες που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος κατά την 
εκτέλεση των Πρόδρομων Εργασιών του άρθρου 6.15 
της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι ο Παραχω¬ 
ρησιούχος δεν γνώριζε ή δεν όφειλε να γνωρίζει την 
ύπαρξή τους από τα στοιχεία που του δόθηκαν από 
τους Ο.Κ.Ω.. 
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η ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤ ΑΣΚΕΪΗΙ^ ΤΜ Η Μ Α ΤΩ^ ..- Ι ΟΪ 

ΜΕΙΕΩ 

8.1 Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης παρατασης 
τους, κατά τους όρους της παρούσας, ορίζονται ως 
υποχρεωτικές Τμηματικές Προθεσμίες οι ακόλουθες: 

8.1.1 Μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ, θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί η Γενική Οριστική 
Μελέτη. 

8.1.2 Μέσα σε οκτώ (8) μήνες το πολύ, θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σύστασης εργοτα¬ 
ξίων (Β2) για το σταθμό της Πλατείας Δημοκρατίας και 
το σταθμό Συντριβανίου. 

8.2 Όλες οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν την Η¬ 
μερομηνία Θέσεως σε Ισχύ. 

9. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕ Σ 

9.1 Εάν ο Παραχωρησιουχος υπερβεί τις προθεσμίες 
των άρθρων 7 και 8 επέρχονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

9.1.1 Για κάθε ημέρα υπέρβασης των προθεσμιών 
των άρθρων 8.1.1, 8.1.2 ο Παραχωρησιούχος θα κατα¬ 
βάλλει ποινική ρήτρα ποσού δραχμών πέντε εκατομ¬ 
μυρίων (5.000.000). Οι εν λόγω ποινικές ρήτρες επι¬ 
βάλλονται αθροιστικά και αίρονται στην περίπτωση που 
τελικά δεν συντρέξουν εις βάρος του Παραχωρησιούχου 
οι προϋποθέσεις επιβολής των ποινικών ρητρών του 
άρθρου 9.1.2 της παρούσας. 

9.1.2 Για κάθε ημέρα υπαιτίου υπέρβασης της συνο¬ 
λικής προθεσμίας περάτωσης των Εργασιών, κατά το 
άρθρο 7.1. και εφόσον η υπέρβαση αυτή είναι μεγαλύ¬ 
τερη των έξι (6) μηνών, από το πέρας της ως άνω 
προθεσμίας, επιβάλλεται, για περαιτέρω καθυστέρηση 
μέχρι τρεις (3) μήνες, ποινική ρήτρα που υπολογίζεται: 

α. Ως ο ημερήσιος τόκος επί του συνόλου των 
τμημάτων της Συμμετοχής που υπολογίζονται σε δραχ¬ 
μές και έχουν καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο 
μέχρι την ημέρα της συνολικής προθεσμίας, με επιτόκιο 
το διπλάσιο του επιτοκίου καταθέσεων σε δραχμές για 
περίοδο έξι (6) μηνών το οποίο δημοσιεύεται στο Ββυίβτ 
στη σελίδα 1\Λ/Β ΑΤΗΙΒΟΡ στη 1:00 μ.μ. (ώρα Αθηνών) 
την εργάσιμη στην Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται 
της ημέρας επίδοσης της ειδοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για την επιβολή της ως άνω ποινικής ρήτρας, 
και 

β. Ως ο ημερήσιος τόκος επί του συνόλου των 
τμημάτων της Συμμετοχής που υπολογίζονται σε ΕΟίΙ 
και έχουν καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σε 
δραχμές μέχρι την ημέρα της συνολικής προθεσμίας, 
με επιτόκιο το διπλάσιο του επιτοκίου καταθέσεων σε 
ΕΟϋ ετήσιας διάρκειας, το οποίο επιτόκιο δημοσιεύεται 
στο ΤβΙθταΙθ σελίδα 3750 στις 11:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) 
την εργάσιμη στην Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται 
της ημέρας επίδοσης της ειδοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου για την επιβολή της ως άνω ποινικής ρήτρας. 

Για καθυστερήσεις πέραν του τριμήνου και ανά τρί¬ 
μηνο καθυστέρησης επαναλαμβάνεται η επιβολή της 
ποινικής ρήτρας ως ανωτέρω. 

9.1.3 Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθε¬ 
σμιών των άρθρων 8.1.1 και 8.1.2 μπορούν να φθάνουν 
το δύο τοις εκατό (2%) του Αναθεωρημένου Συνολικού 
Κόστους Έργου, κατά την ημέρα υπέρβασης της σχε- 
πκής προθεσμίας. 

9.1.4 Οι ποινικές ρήτρες των παραγράφων 9.1.1.και 
9.1.2. του παρόντος άρθρου δεν θα υπερβαίνουν α¬ 
θροιστικούς το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας των 
Κύριων Εργασιών, μη οφειλομένης στην περίπτωση αυτή 
άλλης αποζημιώσεως. Σε περίπτωση υπέρβασης του 
άνω ποσοστού, το Δημόσιο δικαιούται να καταγγείλει 
τη Σύμβαση. 


9.2 Οι ποινικές ρήτρες είναι πληρωτέες εντός ενός 
(1) μηνάς είτε από την πρώτη ημέρα επιβολής της 
ποινικής ρήτρας ή μηνιαία διαρκούσης της υπέρβασης 
είτε, σε περίπτωση διαφωνίας, από του αμετακλήτου 
της σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 
39, οπότε και θα οφείλεται και ο νόμιμος τόκος υπε¬ 
ρημερίας επί του μη καταβληθέντος ποσού, με αφετηρία 
ένα (1) μήνα μετά την υπέρβαση της σχεπκής προθε¬ 
σμίας. 

10. ΣΧΕΣΕΙΣ-ΕΑΔΗΝΙΚΩΥ^ΔΗΜΟΣΙ ΟΥ - Π ΑΡΑΧΩ.-: 

ΡΗΣΙΩΥΧΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

10.1 Ο Παραχωρησιούχος δεν θα ανπκαταστήσει τον 
Κατασκευαστή ή το Διαχειριστή του ΜΕΤΡΟ, χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία 
θα παρέχει τη συναίνεσή της, εκτός εάν, κατά την 
εύλογη κρίση της, το προτεινόμενο πρόσωπο δεν δια¬ 
θέτει τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει. Ο Παραχωρη¬ 
σιούχος θα διασφαλίσει ότι στη σύμβαση με τον Κα¬ 
τασκευαστή και το Διαχειριστή θα επιβάλλει τη συμ¬ 
μόρφωσή τους με τους σχετικούς όρους της παρούσας. 

10.2 Οι συμβάσεις μεταξύ αφ' ενός του Παραχωρη¬ 
σιούχου και αφ ετέρου είτε του Κατασκευαστή είτε του 
Διαχειριστή, αντίστοιχα, προσαρτώνται στην παρούσα 
ως Παραρτήματα 6 και 11. Στη σύμβαση με τον Κατα¬ 
σκευαστή θα περιληφθεί όρος σύμφωνα με τον οποίο, 
σε περίπτωση υποκατάστασης του Παραχωρησιούχου 
από το Ελληνικό Δημόσιο, ο Κατασκευαστής θα υπο- 
χρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της σύμβασης με 
τους ίδιους όρους, εφόσον αυτό ζητηθεί από το Δη¬ 
μόσιο, με την προϋπόθεση όπ το Δημόσιο θα αναλάβει 
τις μετά την υποκατάσταση υποχρεώσεις του Παραχω¬ 
ρησιούχου από την εν λόγω Σύμβαση. 

10.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να γνωστο¬ 
ποιεί στην Υπηρεσία την ταυτότητα του Υπεργολάβου, 
καθώς και το αντικείμενο της Υπεργολαβίας των ση¬ 
μαντικών υπεργολαβικών συμβάσεων, που θα συνάπτει 
ο Κατασκευαστής και ο Διαχειριστής. 

11. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Π ΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ Σ 
ΚΛΗΡΟ ΝΟ Μ ΙΑ Σ 

11.1 Όλα τα αρχαιολογικά ευρήματα που θα ανακα¬ 
λύπτονται κατά την εκτέλεση του Εργου ανήκουν στο 
Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων. Ο Παραχωρησιούχος 
έχει την υποχρέωση, μόλις διαπιστώσει την ύπαρξη 
αρχαιοτήτων, αφού διακόψει αμέσως την εκτέλεση των 
εργασιών στην περιοχή των ευρημάτων και λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρησή τους, να ειδοποιήσει 
την Υπηρεσία και την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. 
Η αρχαιολογική υπηρεσία, εντός των επόμενων πέντε 
(5) εργάσιμων ημερών, υποχρεούται να στείλει συνερ¬ 
γείο ειδικών για το χαρακτηρισμό των ευρημάτων και 
η Υπηρεσία υποχρεούται να δώσει οδηγίες, εντός των 
επόμενων δεκαπέντε (15) ημερών για την εκτέλεση 
των εργασιών. 

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισμό των ευρημάτων, από 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες στον 
Παραχωρησιούχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών 
είτε για τη διακοπή των εργασιών, για το διάστημα 
κατά το οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία θα διενεργεί 
έρευνες με δικά της μέσα είτε για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών εργασιών που εκτελούνται από τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο με δικά του μέσα υπό την επίβλεψη της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
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11.2 Περιοχή ατην οποία κυρίως πιθανολογείται η 
ανεύρεση αρχαιοτήτων θεωρείται η περιοχή μεταξύ του 
σταθμού του νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού και του 
σταθμού Πανεπιστημίου. 

11.3 Σε περίπτωση που η διάρκεια των αρχαιολογικών 
ερευνών στην περιοχή που προσδιορίζεται στο 11.2, 
όπως και επίσης και στις περιοχές που θα προσδιορι- 
σθούν ως πιθανές για την ανεύρεση αρχαιολογικών 
ευρημάτων κατά τη διενέργεια των ερευνών και δοκιμών 
κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των Οριστικών Μελε¬ 
τών, δεν ξεπεράσει τους έξι (6) μήνες, ο Παραχωρη- 
σιουχος δεν θα δικαιούται παράταση προθεσμίας ή 
αποζημίωση. 

Η διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών θεωρείται ότι 
έχει αφετηρία την επόμενη ημέρα εκείνης στη διάρκεια 
της οποίας έγινε η πρώτη ανεύρεση και λήγει την 
ημέρα εκείνη κατά τη διάρκεια της οποίας ολοκληρώ¬ 
θηκαν και οι τελευταίες αρχαιολογικές έρευνες. 

11.4 Σε περίπτωση που τα αρχαιολογικά ευρήματα 
και/ή αρχαιολογικές έρευνες επηρεάζουν δυσμενώς την 
κρίσιμη διαδρομή του διαγράμματος ΡΕΠΤ των Εργα¬ 
σιών, όπως αυτό αναθεοιρείται ανά διαστήματα ή επη¬ 
ρεάζουν οποιαδήποτε άλλη προθεσμία που προβλέπεται 
στην παρούσα, ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται α¬ 
ντίστοιχη παράταση πις Περιόδου Κατασκευής ή πις 
εν λόγιο προθεσμίας και αποζημίωση για τις Θετικές 
του Ζημίες σε σχέση με τα παραπάνω γεγονότα, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Σε περίπτωση που η διάρκεια των αρχαιολογικών 
ερευνών στις περιοχές που προσδιορίζονται στο 11.3 
είναι μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών ή 

β. Σε περίπτωση που η διάρκεια των αρχαιολογικών 
ερευνών που διενεργούνται σε άλλες περιοχές είναι 
συνολικώς μεγαλύτερη των 30 (τριάντα) ημερών ή σε 
περίπτωση που η εν λόγω διάρκεια είναι μεγαλύτερη 
των 15 (δεκαπέντε) ημερών ανά γεγονός. 

Με την επιφύλαξη της παρ. 11.5 του παρόντος 
άρθρου, όταν στις περιπτώσεις της παρούσας παρα¬ 
γράφου, η διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών είναι 
μεγαλύτερη των χρονικών περιόδων που προβλέπονται 
ανά περίπτωση, τότε ο Παραχωρησιούχος θα πληρωθεί 
από το Δημόσιο τις Θετικές του Ζημίες αναφορικά με 
τα γεγονότα αυτά και για το χρονικό διάστημα το πέραν 
των ως άνω χρονικών περιόδων, ανεξάρτητα από το 
εάν τα γεγονότα αυτά επηρεάζουν ή όχι την κρίσιμη 
διαδρομή του διαγράμματος ΡΕΠΤ των Εργασιών. 

11.5 Ο Παραχωρησιούχος κατά την οργάνωση των 
εργοταξίων του θα πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία 
μέτρα, ώστε να μπορεί, εφόσον τούτο είναι δυνατόν, 
να μετακινεί, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τον εξοπλισμό 
και το προσωπικό του από το ένα μέτωπο εργασίας 
σε άλλο και να μειώνει, με τον τρόπο αυτόν, τις 
καθυστερήσεις απο τις αρχαιολογικές έρευνες. 

11.6 Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλλει τις 
δαπάνες των εργασιών που εκτελούνται από την Αρ¬ 
χαιολογική Υπηρεσία και να παρέχει τις απαιτούμενες 
διευκολύνσεις. Στις δαπάνες αυτές, μετά από έγκριση 
της Υπηρεσίας, μπορούν να περιληφθούν και τακτικές 
ή έκτακτες αποζημιώσεις του προσωπικού της Αρχαιο¬ 
λογικής Υπηρεσίας. Οι ως όνοι εργασίες θα πμολο- 
γούνται ως Αρχαιολογικές Εργασίες και θα πιστοποιού¬ 
νται στον Παραχωρησιούχο ως Παράλληλες Εργασίες, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 6.6.3 της παρούσας, 


11.7 Εάν ο Παραχωρησιούχος, μετά από εντολή της 
Υπηρεσίας, εκτελεί ο ίδιος ή ο Κατασκευαστής αρχαιο¬ 
λογικές εργασίες, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οι εργασίες αυτές θα 
εντάσσονται στις Παράλληλες Εργασίες Παραχωρη- 
σιούχου και θα πιστοποιούνται απολογιστικά και θα 
προσαυξάνονται με ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, μειω¬ 
μένο κατά το ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6.3.4 της 
παρούσας. 

11.8 Σε περίπτωση αποκαλύψεως, σε οποιοδήποτε 
Εργοτάξιο, επικίνδυνων υλικών, μολυσμένων υλικών, 
πυρομαχικών ή άλλων επικίνδυνων υλικών ή αποκαλύ¬ 
ψεως τέτοιων υλικών σε παρακείμενη του εργοταξίου 
έκταση, που επηρεάζουν τη λειτουργία του Εργοταξίου 
ή τμήματος αυτού, ο Παραχωρησιούχος δύναται, με 
δαπάνη και ευθύνη του Δημοσίου, να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργοταξίου, 
τα οποία θα συμφωνήσει με το Δημόσιο. 

Για τις άνω περιγραφόμενες πρόσθετες εργασίες θα 
έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παρ. 11.4 του 
παρόντος άρθρου, πλην των "α' και "β' περιπτώσεων. 

11.9 Το Δημόσιο εγγυάται ότι οι αρμόδιες Αρχές θα 
καταβάλλουν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια προ- 
κειμένου να ελαχιστοποιήσουν ή να αποφύγουν οποιεσ- 
δήποτε δαπάνες, έξοδα, ζημίες ή καθυστερήσεις που 
θα προκληθούν στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, από οποια¬ 
δήποτε αποκάλυψη ή απομάκρυνση αρχαιολογικών ευ- 
ρημάτων ή επικίνδυνων υλικών ή άλλων σχετικών ερ¬ 
γασιών αποκατάστασης που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο. 

Ι2^_Δ1ΜΙΙΙΙΩΙΗ-ΩΔ ΘΚΛΗΡ0ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΟΝ - 

£ΝΑΡϋΗ_Λ£[Γ ΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΟ Υ ΜΕΤΡΟ 

12.1 Βεβαίωση Περάτωαης Εργασιών 

12.1.1 Εφόσον έχουν εκδοθεί οι Ενδιάμεσες Βεβαιώ¬ 
σεις, που αφορούν τα Τμήματα του Εργου, η ολοκλή¬ 
ρωση των οποίων είναι απαραίτητη για τη λειτουργία 
του Μετρά, ο Παραχωρησιούχος θα ειδοποιήσει εγγρά- 
φως την Υπηρεσία, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και το 
Διαχειριστή ότι ολοκληρώθηκαν ουσιαστικά όλες οι σχε¬ 
τικές εργασίες και το Μετρά είναι έτοιμο για δοκιμαστική 
λειτουργία, η έναρξη της οποίας θα γίνει μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την άνω ειδοποίηση 
του Παραχωρησιούχου. Εντός της ως άνω δεκαπενθή¬ 
μερης προθεσμίας η Υπηρεσία, ο Διαχειριστής και η 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Ε¬ 
πικοινωνιών θα γνωστοποιήσουν εγγράφως στον Πα- 
ραχωρησιούχο τους εκπροσώπους τους που θα επι- 
θεοτρήσουν τη δοκιμαστική λειτουργία του Μετρό. 

Αντικείμενο της δοκιμαστικής λειτουργίας του Μετρό, 
η οποία θα γίνει με πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 
(πλήρες φορτίο, ονομαστική ισχύ κινητήρων) θα είναι 
να καταδειχθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής, 
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Ορισπκές Μελέτες και 
το Παράρτημα 1 της παρούσας. 

Η διάρκεια πις περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας 
του Μετρά θα είναι αυτή που ορίζεται στο Χρονοδιά¬ 
γραμμα Κατασκευής του Παραρτήματος 7, όπως αυτό 
θα αναθεωρείται ανά διαστήματα. 

12.1.2 Μετά την πάροδο της ως άνω περιόδου δο¬ 
κιμαστικής λειτουργίας του Μετρό και εντός προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίηση, εκ μέρους 
του Παραχωρησιούχου, της Υπηρεσίας, του Ανεξάρτη¬ 
του Μηχανικού και του Διαχειριστή, ο Ανεξάρτητος 
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Μηχανικός εφόσον διαπιστώσει: α) ότι οι Εργασίες 
έχουν ουσιαστικά περατωθεί και έχουν πληρωθεί τα 
κριτήρια αποδοχής και β) ότι ο Διαχειριστής εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την άνω ειδοποίηση 
δεν διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με τη δυνατότητα 
έναρξης Λειτουργίας του Μετρό, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, εκδίδει τη Βεβαίωση Περάτωσης των 
Εργασιών και κοινοποιεί την έκδοσή της στην Εκπρό¬ 
σωπο Τράπεζα και στην Υπηρεσία. 

12.1.3 Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στο 
Μετρό ή/και δεν πληρούνται κάποια από τα κριτήρια 
του άρθρου 12.1.1, η Βεβαίωση Περάτωσης των Εργα¬ 
σιών εκδίδεται με παρατηρήσεις. Αφού ο Παραχωρη- 
σιούχος σποκαταστήσει τις ελλείψεις, οι οποίες επη¬ 
ρεάζουν την ουσιαστική περάτωση του Μετρό, επανυ- 
πσβάλλει την αίτησή του και ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 
εκδίδει τη Βεβαίωση Περάτωσης των Εργασιών, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών. Η διαδικασία αυτή επαναλαμ¬ 
βάνεται μέχρις ότου ο Παραχοιρησιούχος επανορθώσει 
άλες τις ελλείψεις, οι οποίες επηρεάζουν την Ουσια¬ 
στική Περάτωση του Μετρά, ώστε ο Ανεξάρτητος Μη¬ 
χανικός να εκδώσει Βεβαίωση Περάτωσης των Εργα¬ 
σιών, χωρίς παραπιρήσεις που να αφορούν θέματα που 
θα μπορούσαν ουσιαστικώς να εμποδίσουν την ασφαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία του Μετρό. Ο Παραχωρη- 
σιούχος διατηρεί το δικαίωμα, εάν, μετά από οποιαδή¬ 
ποτε υποβολή/επανυποβολή κατά τα ως άνω, ο Ανε¬ 
ξάρτητος Μηχανικός έχει και πάλι παρατηρήσεις, είτε 
να αποδεχθεί πλήρως ή εν μέρει τις παρατηρήσεις 
αυτές είτε να θεωρήσει το θέμα ως διαφορά που 
επιλύεται σύμφωνα με το άρθρο 38 ή και 39 της 
παρούσας. Οι κατά τα άνω βεβαιώσεις του Ανεξάρτητου 
Μηχανικού κοινοποιούνται ταυτόχρονα και στην Υπη¬ 
ρεσία. 

12.1.4 Στην περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 
δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε 
(15) ημερών που αναφέρονται στην παράγραφο 12.1.2. 
και 12.1.3. της παρούσας, ο Παραχωρησιούχος δύναται 
να παραπέμψει το θέμα για επίλυση στη διαδικασία 
επίλυσης διαφορών. Στην περίπτωση αυτή το θέμα 
παραπέμπεται στην Επιτροπή, η οποία θα αποφανθεί 
εντός μεγίστης προθεσμίας είκοσι οκτώ (28) ημερών 
από την ημερομηνία παραπομπής. Σε περίπτωση που 
η Επιτροπή αποφασίζει ότι η Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών έπρεπε να είχε εκδοθεί, θα θεωρηθεί εκδο- 
θείσα. 

12.1.5 Σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός 
εκδώσει εντός 15ήμερης προθεσμίας του άρθρου 12.1.3. 
της παρούσας Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών, το Δη¬ 
μόσιο δύναται, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση της άνω Βεβαιώσεως σε αυτό, να 
προσφύγει στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων του 
άρθρου 38 της παρούσας. Κατά τα λοιπά και σε σχέση 
με την άνω προσφυγή θα εφαρμόζεται αναλογικά το 
άρθρο 12.1.4. της παρούσας. 

Σε περίπτωση που το θέμα έχει παραπεμφθεί στην 
Επιτροπή βάσει των διατάξεων του άρθρου 12.1.4., η 
Επιτροπή θα αποφασίσει ταυτόχρονα επί των αντιρρή¬ 
σεων και επί του θέματος, εντός της σχετικής προθε¬ 
σμίας του άρθρου 12.1.4. 

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, 
του Παραχωρησιούχου ή του Διαχειριστή κατά τα ως 
άνω, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης απελευ¬ 
θερώνεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της 
Επιτροπής η οποία θα επιβεβαιώνει την ορθή έκδοση 
της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή του άρθρου 38 δεν 
επιβεβαιώσει την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης 


Εργασιών, ο Παραχωρησιούχος δύναται να παραπέμψει 
τη διαφορά σύμφωνα με το άρθρο 39. 

12.1.6 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση 
της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών, χωρίς ουσιαστι¬ 
κές παρατηρήσεις, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα συ- 
ντάξει πλήρη κατάλογο με όλες τις προς εκτέλεση μη 
ουσιαστικές εργασίες που θα πρέπει να εκτελεσθούν 
και θα ορίσει για κάθε περίπτωση τη χρονική περίοδο 
εντός της οποίας οφείλει να εκτελεσθεί η κάθε εργασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εν λόγω εργασιών 
και τις αναγκαίες ενέργειες για την περάτωσή τους. Ο 
Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει αυτές τις εργασίες 
εντός του προγραμματισμένου χρόνου, εντός δε δε¬ 
καπέντε (15) ημερών από την περάτωσή τους και μετά 
από προηγούμενη ειδοποίηση του Παραχωρησιούχου 
προς την Υπηρεσία και του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 
ο τελευταίος εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης και των 
εργασιών αυτών. Εάν δεν το πράξει, το Δημόσιο δι¬ 
καιούται να εκτελέσει αυτές τις εργασίες, για λογαρια¬ 
σμό και σε βάρος του Παραχωρησιούχου. 

12.2 Έναρξη Λειτουργίας 

Η λειτουργία και εκμετάλλευση του Μετρό, από τον 
Παραχωρηαιούχο, αρχίζει εφόσον: 

12.2.1 Εκδοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών ή 
έχει εκδοθεί αρνητική απόφαση ιης Επιτροπής Εμπει¬ 
ρογνωμόνων σε τυχόν σχετικές αντιρρήσεις της Υπη¬ 
ρεσίας. 

12.2.2 Εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του Μετρό από 
το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

12.3 Αδεια λειτουργίας του Μετρό 

12.3.1 Η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει εγγράφως το Υ¬ 
πουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, αμέσως μόλις 
εκδοθεί η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, κατά τα 
ανωτέρω. Το Υπουργείο Μεταφορών πρέπει, εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης Εργασιών ή την έκδοση της απόφασης των 
Εμπειρογνωμόνων, κατά το ανωτέρω άρθρο (12.2.1.). 
να εκδώσει την άδεια λειτουργίας και να την κοινο¬ 
ποιήσει στην Εκπρόσωπο Τράπεζα. 

12.3.2 Εάν το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινω¬ 
νιών, παρά τη συνδρομή των όρων του παρόντος 
άρθρου, καθυστερήσει την έκδοση της άδειας λειτουρ¬ 
γίας του Μετρό, σε σχέση με την προθεσμία του άρθρου 
12.3.1., η Περίοδος Παραχώρησης θα παρατείνετοι για 
χρόνο ίσο με την καθυστέρηση και ο Παραχωρησιούχος 
θα αποζημιώνεται για τις Θετικές Ζημίες, που θα υποστεί 
από την άνω καθυστέρηση. Εάν η καθυστέρηση διαρκεί 
για περίοδο πέραν του ενός (1) μηνάς, από την προ¬ 
θεσμία του άρθρου 12.3.1., η άδεια λειτουργίας του 
Μετρό θα θεωρείται όπ έχει αυτοδικαίως εκδοθεί, μετά 
τη λήξη του μηνός. 

Σε περίπτωση που η έναρξη Λειτουργίας και Συντή¬ 
ρησης του Μετρό καθυστερήσει λόγω απορριπτικής 
απόφασης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σε σχε¬ 
τικές αντιρρήσεις της Υπηρεσίας, ο Παραχωρησιούχος 
δικαιούται αποζημίωση για τις Θετικές του Ζημίες και 
παράταση προθεσμίας ίση με το χρόνο καθυστέρησης. 

12.3.3 (Η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και σε 
περίπτωση περάτωσης τμήματος του Μετρό, δυνάμενου 
να λειτουργήσει αυτοτελώς. Στην περίπτωση αυτή θα 
εκδίδονται προσωρινή Βεβαίωση Ουσιαστικής Περάτω¬ 
σης Εργασιών και προσωρινή άδεια λειτουργίας, για το 
υπόψη τμήμα του Μετρό. 

Ι^ΡΟΙίΑΙΜΟΔίΙ-Σϊ,ΜΜΕΙΟΧΗΙ 

13.1 Με την έκδοση των σχετικών Ενδιάμεσων Βε- 
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βαιώσεων από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και την υπο¬ 
βολή των σχετικών αιτήσεων τμηματικής πληρωμής από 
τον Παραχωρησιούχο, το Ελληνικό Δημόσιο θα κατα¬ 
βάλλει στον Παραχωρησιούχο τα αντίστοιχα ποσά της 
Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

13.2 Πέντε τοις εκατό (5%) της Αναθεωρημένης 
Συμμετοχής κατά την Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ σε 
δραχμές και ΕΟΙ), σύμφωνα με το άρθρο 6, θα δοθεί 
στον Παραχωρησιούχο από το Ελληνικό Δημόσιο, μετά 
από αίτησή του, ως έντοκη προκαταβολή, εντός ενός 
(1) μηνός από την Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ. 

Η προκαταβολή θα δοθεί στον Παραχωρησιούχο υπό 
την προϋπόθεση ότι ο Παραχωρησιούχος θα καταθέσει 
στο Ελληνικό Δημόσιο εγγυητικές επιστολές ποσού 
ίσου με το ποσό της προκαταβολής μαζί με τόκο 
υπολογιζόμενο για χρονικό διάστημα ίσο με το μισό 
της Περιόδου Κατασκευής και με επιτόκιο: 

α. Για το τμήμα της προκαταβολής σε δραχμές το 
επιτόκιο που θα ισχύει επί εντόκων προκαταβολών στα 
δημόσια έργα την εργάσιμη ημέρα που προηγείται α¬ 
μέσως της ημέρας έκδοσης της ως άνω εγγυητικής 
επιστολής, το οποίο σήμερα έχει καθιερωθεί σε 85% 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας. 

β. Γ ια το τμήμα της προκαταβολής σε ΕΟΙ) το ογδόντα 
πέντε τοις εκατό (85%) του επιτοκίου των καταθέσεων 
σε ΕΟυ για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, το οποίο 
επιτόκιο δημοσιεύεται στο ΤβΙβΓαίθ σελίδα 3750 στις 
11:00 π.μ. (ωρα Λονδίνου) την εργάσιμη στην Αθήνα 
ημέρα που προηγείται αμέσως της ημέρας έκδοσης της 
ως άνω εγγυητικής επιστολής. 

Η απόσβεση της προκαταβολής και του τόκου της 
θα γίνει τμηματικά, δια παρακρατήσεως αντίστοιχων 
εκατοστιαίων ποσοστών (Π) του ποσού των τμημάτων 
της Αναθεωρημένης Συμμετοχής στον Παραχωρησιού¬ 
χο. από πς πληρωμές των τμημάτων αυτών. 

Το ως άνω εκατοστιαίο ποσοστό προκύπτει από τη 
σχέση: 

Π - (ρ/Σ) χ 100 χ 1,10 

όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής, σε δραχμές 
ή σε ΕΟϋ αντίστοιχα και Σ, πάλι σε δραχμές ή σε ΕΟΙ) 
αντίστοιχα, το μέρος της Αναθεωρημένης Συμμετοχής 
που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον Παραχωρησιούχο, 
κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Η διόρθωση θα 
γίνεται στο τελευταίο τμήμα της απόσβεσης, έτσι ώστε 
το συνολικό αποσβεσθέν ποσό της προκαταβολής να 
είναι ίσο με την προκαταβολή. 

Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση 
της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δε¬ 
δουλευμένων τόκων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο 
μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι 
τόκοι υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
του σχετικού αιτήματος τμηματικής πληρωμής για ακέ¬ 
ραιο αριθμό μηνών. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως ακέραιος 
μήνας. 

Οι εγγυητικές επιστολές θα αποδεσμεύονται τμημα¬ 
τικά με την πρόοδο απόσβεσης της προκαταβολής και 
του τόκου της. 

1 4 ,.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ Η ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

14.1 Ο Παραχωρησιούχος 

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση 
χρηματοδότησης των Κυρίων Εργασιών και των Πα¬ 
ραλλήλων Εργασιών, καθώς και πι λειτουργία και συ¬ 
ντήρηση του Μετρό, βάσει και σύμφωνα με τις προ¬ 
βλέψεις της Σύμβασης. 


14.2 Ίδια Κεφάλαια 

14.2.1 Τα Ιδια Κεφάλαια του Παραχωρησιούχου απο¬ 
τελούνται από τις συνεισφορές των μετόχων του Πα¬ 
ραχωρησιούχου στο μετοχικό κεφάλαιο αυτού και από 
τυχόν Δευτερογενή Δάνεια. 

14.2.2 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να έχει, την 
ημερομηνία του Χρηματοοικονομικού κλεισίματος, συ¬ 
γκεντρώσει τα Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Χρηματοδοτικού Σχεδίου, 
ξεκινώντας από την ίδια ημερομηνία. 

Για τη χρηματοδότηση του Κόστους Επένδυσης, η 
σχέση Ιδίων Κεφαλαίων προς τα Δανειακά Κεφάλαια 
δεν θα είναι κατώτερη του λόγου 20% Ίδια Κεφάλαια 
προς 80% Δανειακά Κεφάλαια, εκτός εάν το Δημόσιο 
ευθύνεται για οποιαδήποτε αύξηση του Κόστους Επέν¬ 
δυσης. 

14.2.3 Κατά τη διάρκεια π^ς Περιόδου Κατασκευής, 
το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου θα αυξά¬ 
νεται και θα καταβάλλεται σύμφωνα με το Χρηματοδο¬ 
τικό Σχέδιο, όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται, και στο 
τέλος της Περιόδου Κατασκευής το μετοχικό κεφάλαιο 
του Παραχωρησιούχου δεν θα είναι κατώτερο του Ε¬ 
λάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

14.2.4 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, 
το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου δεν θα 
είναι κατώτερο του Ελάχιστου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

14.2.5 Η καταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων του Παρα¬ 
χωρησιούχου θα γίνει σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό 
Σχέδιο, όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται. 

14.2.6 Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών του Παρα- 
χοιρησιούχου υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη συ¬ 
ναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δεν θα την 
αρνηθεί ή καθυστερήσει χωρίς εύλογη αιτία. Κριτήριο 
για π~|ν παροχή της συναίνεσης θα είναι η φερεγγυότητα 
και αξιοπιστία του νέου σχήματος. 

14.2.7 Καμία ουσιώδης τροποποίηση του καταστατικού 
του Παραχωρησιούχου δεν δύναται να λάβει χώρα χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου, το 
οποίο δεν θα μπορεί να την αρνηθεί ή καθυστερήσει 
χωρίς εύλογη αιτία. 

14.3 Δανειακά Κεφάλαια 

14.3.1 Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει κάθε δυ¬ 
νατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τα Δανειακά Κε¬ 
φάλαια, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση του Ελληνικού 
Δημοσίου για παροχή εγγυήσεως ή άλλης μορφής ε¬ 
ξασφάλιση. 

14.3.2 Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει κάθε δυ¬ 
νατή προσπάθεια για να του χορηγηθεί, από την Ευ¬ 
ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.) δάνειο αξίας 
σε δραχμές και/ή σε ΕΟϋ και σύμφωνα με το Χρημα¬ 
τοδοτικό Σχέδιο. Θα φροντίσει, επίσης, να εκδοθεί, εάν 
χρειαστεί, κατάλληλη εγγύηση υπέρ της Ε.Τ.Επ. από 
τράπεζα ή τράπεζες της αποδοχής της ή από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το δάνειο της Ε.Τ.Επ. 
θα έχει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο 
Παράρτημα 2 και θα τελεί υπό την έγκριση του Ελληνικού 
Δημοσίου, όπως καθορίζεται στο 14.3.4 της παρούσας. 

14.3.3 Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει κάθε δυ¬ 
νατή προσπάθεια να εξασφαλίσει δάνεια από Οργανι¬ 
σμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων ή/και Εμπορικές Τρά¬ 
πεζες αξίας σε δραχμές και/ή σε ΕΟϋ και σύμφωνα με 
το Χρηματοδοτικό Σχέδιο. Τα δάνεια αυτά θα έχουν τα 
ελάχιστα χαρακτηριστικά που ορίζονται στο Παράρτημα 
2 και θα τελούν υπό την έγκριση του Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου, όπως καθορίζεται στο 14.3 4 της παρούσας. 

14.3 Ένα (1) μήνα πριν το Χρηματοοικονομικό Κλεί- 
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σιμό, ο Παραχοιρησιούχσς θα υποβάλει για έγκριση από 
το Ελληνικά Δημόσιο τα τελικά έγγραφα των δανείων 
της Ε.Τ.Επ. και των Οργανισμών Εξαγωγικών Πιστώ¬ 
σεων και/ή των Εμπορικών Τραπεζών που αναφέρονται 
στις παραγράφους 14,3.2 και 14.3.3. Η έγκριση θα 
χορηγηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πα¬ 
ραλαβή των εν λόγω εγγράφων, μετά από τον έλεγχο 
της συνοχής τους με τα χαρακτηριστικά που ορίζονται 
στο Παράρτημα 2 και με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο. 

14.4 Ο Παραχοιρησιούχσς αναλαμβάνει να μην προβεί 
ο ίδιος ούτε να επιτρέψει στον Κατασκευαστή ή τον 
Διαχειριστή ή τους υπεργολάβους αυτών να προβούν 
σε οποιαδήποτε πράξη, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα 
την καταγγελία των Χρήμα τοδοτικών Συμβάσεων σε 
βάρος του Παραχωρησιούχου. Το Ελληνικό Δημόσιο 
αναλαμβάνει να μην προβεί σε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη που θα έδινε το δικαίωμα στους Δανειστές 
να αρνηθούν στον Παραχωρησιούχο αναλήψεις, κατά 
τις προγραμματισμένες ημερομηνίες, σύμφωνα με τις 
Χρηματοδοτικές Συμβάσεις, εφόσον ο Παραχωρησιού- 
χος τηρεί τους όρους της παρούσας. 

Ο Παραχιορησιουχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
μην τροποποιήσει ουσιωδώς το Χρηματοδοτικό Σχέδιο 
που προσαρτάται στην παρούσα, ως Παράρτημα 3, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δη¬ 
μοσίου, το οποίο δεν θα την αρνηθεί ή καθυστερήσει 
χωρίς εύλογη αιτία. 

14.5 Για την εξαγωγή συναλλάγματος σχετικά με την 
υλοποίηση του Εργου από τον Παραχωρησιούχο, τον 
Κατασκευαστή και το Διαχειριστή, έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

15, Κ ΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΙΙΗΕΙΩϊϋΙΑυίΕΩΣΘΕΙΕΙ- 


15.1 Η τιμή εισιτηρίου για το χρήστη του Μετρά 
καθορίζεται σε εκατόν δέκα (110) δραχμές σε αξία 
1.1.1993 και σε αυτήν περιλαμβάνεται και ο αναλογών 
Φ.Π.Α.. Η τιμή αυτή θα αναθεωρείται κατ' έτος την 1η 
Ιανουάριου, σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του 
γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή που προκύπτει από 
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδας, για την περίοδο μεταξύ 1.1.1993 και της 
ημέρας της εκάστοτε αναθεώρησης. Κατά τον υπολο¬ 
γισμό της αναθεώρησης, η τιμή του εισιτηρίου θα στρογ- 
γυλοποιείται στην προηγούμενη ακέραιη δεκάδα για το 
κάτω τοτν πέντε (5) δραχμών τμήμα της και στην 
επόμενη ακέραιη δεκάδα για το πάνω των πέντε (5) 
δραχμών τμήμα της. Το ποσό της τιμής του εισιτηρίου, 
όπως διαμορφώνεται εκάστοτε κατά τα ανωτέρω, θα 
εισπράττεται από τον Παραχωρησιούχο απαλλαγμένο 
οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων (τελών, κρατήσεων κ.λπ. 
πλην Φ.Π.Α.). 

15.2 Ο Παραχωρησιούχος δύναται να διαπραγματεύε¬ 
ται με τους φορείς που εκμεταλλεύονται άλλα επιφα¬ 
νειακά μέσα μαζικής μεταφοράς, στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης, τη δυνατότητα συνεργασίας των επί 
μέρους μέσων και την καθιέρωση συστήματος κοινού 
εισιτηρίου (ΙΗτουςΗ ΙίσΚβίίπο εγδίβπτ). 

15.3 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος έχει 
έσοδα από άλλες εκμεταλλεύσεις, όπως διαφημίσεις ή 
ενοικίαση εμπορικών χώρων, τότε το είδος και η έκταση 
των διαφημίσεων ή άλλων εκμεταλλεύσεων, ως και η 
κατανομή των εσόδων από τις δραστηριότητες αυτές 


θα καθορίζονται μεταξύ Δημοσίου και Παραχωρησιουχου, 
με συμφωνία των Μερών. Διευκρινίζεται ότι σε περί¬ 
πτωση καταγγελίας της Σύμβασης για οποιονδήποτε 
λόγο, τα έσοδα από τις εκμεταλλεύσεις αυτές δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αποζημίω¬ 
σης των Μερών. 

15.4 Ο Παραχωρησιούχος θα βαρύνεται με όλα τα 
έξοδα είσπραξης του εισιτηρίου. 

15.5 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να καθιερώσει 
μειωμένη τιμή εισιτηρίου για ορισμένες κατηγορίες ε¬ 
πιβατών π.χ. φοιτητές, μαθητές, στρατιώτες, καθώς και 
δεσμίδες εισιτηρίων ή κάρτες πολλαπλών διαδρομών 
με ή χωρίς έκπτωση επί της συνολικής τιμής. 

15.5.1 Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί: 

α. να ζητήσει την καθιέρωση μειωμένης τιμής για 
ορισμένες κατηγορίες επιβατών, για τις οποίες ο Πα- 
ραχωρησιούχος δεν έχει καθιερώσει μειωμένη τιμή, ή 

β. να ζητήσει μεγαλύτερη έκπτωση στην τιμή, από 
αυτήν που έχει καθιερώσει ο Παραχωρησιούχος, για 
ορισμένες κατηγορίες επιβατών, ή 

γ. να ζητήσει την ελεύθερη, χωρίς πληρωμή εισιτηρίου, 
χρήση του Μέτρο από ορισμένες κατηγορίες επιβατών. 

15.5.2 Στις περιπτώσεις του ανωτέρω άρθρου 15.5.1 
το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλλει μηνιαίως στον 
Παραχωρησιούχο: 

α. στην περίπτωση του άρθρου 15.5.1 (α), τη διαφορά 
μεταξύ της τιμής εισιτηρίου του άρθρου 15.1 και αυτής 
που ζητά η Υπηρεσία, πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό 
των επιβατών που πληρώνουν την εν λόγω χαμηλότερη 
τιμή εισιτηρίου, ή 

β. στην περίπτωση του άρθρου 15.5.1 (β), τη διαφορά 
μεταξύ της μειωμένης τιμής εισιτηρίου που καθορίστηκε 
από τον Παραχωρησιούχο και αυτού που ζητά η Υπη¬ 
ρεσία, πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των επιβατών 
που πληρώνουν την εν λόγω τιμή εισιτηρίου, ή 

γ. στην περίπτωση του άρθρου 15.5.1 (γ), την τιμή 
του εισιτηρίου του άρθρου 15.1 πολλαπλασιασμένη με 
τον αριθμό των επιβατών που χρησιμοποιούν το Μετρά, 
χωρίς πληρωμή εισιτηρίου. 

15.6 Το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι ο αριθμός 
των επιβατών του ΜΕΤΡΟ ετησίως δεν θα είναι μικρό¬ 
τερος από 30.000.000. 

Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιβατών είναι 
μικρότερος από 30.000.000, το Δημόσιο θα αποζημιώνει 
τον Παραχωρησιούχο τμηματικά, όπως περιγράφεται 
στο άρθρο 15.8. Πάντως, στο τέλος κάθε έτους, θα 
ελέγχεται αν η αποζημίωση που καταβλήθηκε στον 
Παραχωρησιούχο καλύπτει πράγματι τη δαπάνη των 
εισιτηρίων για τη διαφορά μεταξύ του ετήσιου αριθμού 
επιβατών και τον αριθμό 30.000.000. Σε περίπτωση 
διαφοράς, θα γίνεται σχετική διόρθωση και ο Παραχω¬ 
ρησιούχος θα επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο το 
τυχόν επιπλέον ποσό που θα έχει εισπράξει, εντός 
των προθεσμιών του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 
15.8 της παρούσας. 

15.7 Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιβατών του 
ΜΕΤΡΟ ετησίως είναι μεγαλύτερος από 30.000.000 
επιβάτες, τότε το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται τμήμα 
της τιμής των εισιτηρίων για τους επιβάτες τους άνω 
των 30.000.000 ως εξής: 

α. Αν ο αριθμός των επιβατών του Μετρό ετησίως 
είναι μεγαλύτερος από 30.000.000 επιβάτες, αλλά μι¬ 
κρότερος ή ίσος από 50.000.000 επιβάτες, ο Παραχω¬ 
ρησιούχος θα καταβάλλει ετησίως στο Ελληνικό Δημόσιο 
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το 50% των εσόδων που προέρχονται από τα εισιτήρια 
που ξεπερνούν τα 30.000.000. Τα έσοδα αυτά υπολο¬ 
γίζονται χωρίς Φ.Π.Α. επί της τιμής του εισιτηρίου που 
έχει αποδώσει ή υποχρεούται να αποδώσει ο Παραχω- 
ρησιούχος. 

β. Αν ο αριθμός των επιβατών του Μετρά ετησίως 
είναι μεγαλύτερος από 50.000 000 επιβάτες, ο Πσρα- 
χωρησιούχος θα καταβάλλει ετησίως στο Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο το άθροισμα του πιο πάνω ποσού της παρ. (α) 
και του ποσού που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου. Το ποσό αυτό θα 
αντιστοιχεί σε ποσοστό όχι μικρότερο του εξήντα τοις 
εκατό (60%) του τμήματος των εσόδων που αντιστοι¬ 
χούν στο γινόμενό της διαφοράς του αριθμού των 
εισιτηρίων μείον 50.000.000, πολλαπλασιασμένης με την 
αναθεωρημένη τιμή εισιτηρίου, λαμβανομένης υπόιμη 
της αύξησης του κόστους εκμετάλλευσης, λειτουργίας 
και συντήρησης του Μετρό με την οποία έχει επιβα¬ 
ρυνθεί ο Παραχωρησιούχος, καθώς και του κόστους 
του τυχόν αναγκαίου πρόσθετου εξοπλισμού. Το ποσό 
αυτό δεν θα είναι μικρότερο του πενήντα ένα τοις 
εκατό (51%) του τμήματος των εσόδων που αντιστοι¬ 
χούν στο γινόμενο της διαφοράς του αριθμού των 
εισιτηρίων μείον 50.000.000, πολλαπλασιασμένης με την 
αναθεωρημένη τιμή του εισιτηρίου. Τα έσοδα αυτά 
υπολογίζονται χωρίς Φ.Π.Α. επί της τιμής του εισιτηρίου 
που έχει αποδώσει ή που υποχρεούται να αποδώσει ο 
Παραχωρησιούχος. Ολες οι πιο πάνω καταβολές δεν 
επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.. 

Τα ποσά των παραπάνω παραγράφοιν (α) και (β) θα 
καταβληθούν στο Δημόσιό σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15.8 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση στο 
τέλος κάθε έτους θα ελέγχεται αν τα ποσά που κα¬ 
ταβλήθηκαν στο Δημόσιο αντιστοιχούν στις προβλέψεις 
των ανωτέρω περιπτώσεων 15.7.α και Ι5.7.β. Σε περί¬ 
πτωση διαφοράς θα γίνεται σχετική διόρθωση και το 
υπερβάλλον ή το έλαττον ποσό θα αποδίδεται στο 
δικαιούχο. 

15.8 Κάθε τρίμηνο ενός έτους λειτουργίας από την 
Ημερομηνία Λειτουργίας, το έλλειμα/πλεόνασμα επιβα¬ 
τών θα υπολογίζεται αφαιρώντας το σύνολο της πραγ¬ 
ματικής επιβατικής κίνησης του εν λόγω τριμήνου από 
τον προβλεπόμενο αριθμό επιβατών γι' αυτό το τρίμηνο, 
που καθορίζεται ως ένα τέταρτο του εγγυημένου από 
την Κυβέρνηση αριθμού επιβατών των 30.000.000. Εάν 
η διαφορά είναι θετική, θα ορίζεται ως έλλειμα. Αν η 
διαφορά αυτή είναι αρνητική, θα ορίζεται ως πλεόνασμα. 

Ο ως άνω υπολογισμός θα παράγει αριθμητικό έλ- 
λειμα/πλεόνασμα τοιμήνου για να περιληφθεί στον υ¬ 
πολογισμό της Αποζημίωσης Εισιτηρίων 

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, το έλλειμα επιβατών 
έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή της Αποζημίωσης 
Εισιτηρίων από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο και 
το πλεόνασμα επιβατών έχει ως αποτέλεσμα την κα¬ 
ταβολή της αποζημίωσης εισιτηρίων από τον Παραχω¬ 
ρησιούχο στο Δημόσιο. 

Η αποζημίωση εισιτηρίων σε περίπτωση ελλείματος 
υπολογίζεται ως εξής: 

Για ένα δεδομένο τρίμηνο, η πραγματική αποζημίωση 
εισιτηρίων θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιμή 
του εισιτηρίου των 110 δραχμών, αξία 1.1.1993, με το 
σχετικό συντελεστή αναθεώρησης και με το τριμηνιαίο 
έλλειμμα επιβατών μειωμένο κατά το Φ.Π.Α. των εισι¬ 
τηρίων, εφόσον η πρόσθετη αυτή επιχορήγηση δεν 
υπόκειται σε Φ.Π.Α.. 

Η αποζημίωση εισιτηρίων σε περίπτωση πλεονάσμα¬ 
τος υπολογίζεται ως εξής: 

α) Αν το πλεόνασμα είναι μικρότερο από πέντε 


εκατομμύρια (5.000.000) εισιτήρια, τότε η αποζημίωση 
ορίζεται ως το 50% των εσόδων που προέρχεται απο 
τα εισιτήρια που ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια πε¬ 
ντακόσιες χιλιάδες (7.500.000). Τα έσοδα αυτά υπολο¬ 
γίζονται χωρίς Φ.Π.Α. επί της τιμής του εισιτηρίου, που 
έχει αποδώσει ή που υποχρεούται να αποδώσει ο 
Παραχωρησιούχος. Η καταβολή αυτή δεν επιβαρύνεται 
με Φ.Π.Α.. 

β) Αν το πλεόνασμα είναι μεγαλύτερο από πεντε 
εκατομμύρια (5.000.000) εισιτήρια, τότε η αποζημίωση 
ορίζεται ως το άθροισμα της πιο πάνω αποζημίωσης 
της παρ. (α) και του ποσού που θα συμφωνηθεί μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και Παραχωρησιούχου. 

Γο ποσό αυτό θα αντιστοιχεί σε ποσοστό του τμή¬ 
ματος των εσόδων που αντιστοιχούν στο γινόμενο της 
διαφοράς του αριθμού των εισιτηρίων, μείον δώδεκα 
και πενήντα εκατοστά (12,5) εκατομμύρια, πολλαπλα- 
σιασμένης με την αναθεωρημένη τιμή εισιτηρίου, λαμ¬ 
βανομένης υπόψη της αύξησης του κόστους εκμετάλ¬ 
λευσης, λειτουργίας και συντήρησης του ΜΕΤΡΟ, με 
την οποία έχει επιβαρυνθεί ο Παραχωρησιούχος, καθώς 
και του κόστους του τυχόν αναγκαίου πρόσθετου εξο¬ 
πλισμού. 

Ο Παραχωρησιούχος θα κοινοποιήσει τον υπολογισμό 
του ελλείματος/πλεονάσματος επιβατών στο Δημόσιο 
εγγράφως, καθώς και τον υπολογισμό της αποζημίωσης 
εισιτηρίων, η οποία είναι καταβλητέα για κάθε τρίμηνο, 
μέχρι πμν έβδομη ημέρα του επόμενου μήνα. Οι κατα¬ 
βολές των αποζημιώσεων από το Δημόσιο η από τον 
Παραχωρησιούχο θα γίνουν απο το αντίστοιχο μέρος 
στο άλλο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την 
ημερομηνία της ειδοποίησης. 

15.9 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το Ελληνικό 
Δημόσιο θα καταβάλλει στον Παραχωρησιούχο μία ε¬ 
πιδότηση επί του εισιτηρίου, ως ακολούθως: 

Για κάθε έτος της Περιόδου Λειτουργίας, το ποσό 
της ετήσιας επιδότησης που θα πληρωθεί από το 
Ελληνικό Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο θα ισουται με 
το γινόμενο του ποσοστού του καθορισμένου στο Πα¬ 
ράρτημα 3, επί της Αναθεωρημένης Τιμής Εισιτηρίου, 
επί τον εγγυημένο αριθμό επιβατών του Μετρό, που 
καθορίζεται σε τριάντα (30) εκατομμύρια ετησίως. 

Στον υπολογισμό της επιδότησης, η Αναθεωρημένη 
Τιμή Εισιτηρίου δεν θα στρογγυλοποιείται. 

Στην αρχή κάθε τριμήνου δεδομένου έτους της Πε¬ 
ριόδου Λειτουργίας, το Δημόσιο θα καταβάλλει το ένα 
τέταρτο (1/4) της ετήσιας επιδότησης του σχετικού 
έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. 

Στην αρχή του πρώτου τριμήνου λειτουργίας το Δη¬ 
μόσιο θα καταβάλλει στον Παραχωρησιούχο πρόσθετο 
ποσό ίσο με την επιδότηση του πρώτου τριμήνου λει¬ 
τουργίας για την αντιμετώπιση δαπανών κινητοποίησης 
προετοιμασίας λειτουργίας του Μετρό. Το ποσό αυτό 
θα επιστραφεί από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο 
σε 24 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένπς 
από την αρχή του πρώτου τριμήνου του β' έτους 
λειτουργίας. Τα ποσά των δόσεων αυτών θα αφαιροόνται 
αντίστοιχα από τα ποσά των καταβολών της επιδότησης 
επί των εισιτηρίων. 

15.10 Ο Φ.Π.Α. επί της επιδότησης εισιτηρίων του 
άρθρου 15 9, εφόσον κριθεί ότι η επιδότηση αυτή 
υπόκειται σε Φ.Π.Α., βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο και 
καταβάλλεται στον Παραχωρησιούχο, ο οποίος αφού 
αφαιρέσει το Φ.Π.Α. των δαπανών του, αποδίδει το 
υπόλοιπο στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά το νόμο 
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15.11 Το Δημόσιο μπορεί να αυξήσει την τιμή του 
εισιτηρίου, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 

15.1 του παρόντος άρθρου, πέραν της αναφερόμενης 
σε αυτήν αναθεώρησης, μειώνοντας αντιστοίχως την 
καταβαλλόμενη στον Παραχωρησιούχο επιδότηση του 
εισιτηρίου της παρ. 15.9 του παρόντος άρθρου, σε 
τρόπο ώστε να μην μεταβάλλεται η οικονομική κατά¬ 
σταση του Παραχωρησιούχου εκ του λόγου αυτού. 

16 . ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑ Ι ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗ 

16.1 Η Περίοδος Λειτουργίας και Συντήρησης αρχίζει 
από την Ημέρα Λειτουργίας και λήγει στο τέλος της 
Περιόδου Παραχώρησης. Ο Παραχωρησιούχος θα έχει 
την αποκλειστική ευθύνη, δικαίωμα και προνόμιο να 
λειτουργεί, συντηρεί και εκμεταλλεύεται αποτέλεσμα- 
τικώς, οικονομικώς και ορθολογικώς το Μετρά, να πα¬ 
ρέχει τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις, που είναι ανα¬ 
γκαίες ή εύλογα αναμενόμενες για τη λειτουργία του 
Μετρά και να μεριμνά για την εύλογη εξυπηρέτηση των 
χρηστών του Μετρά. Θα συντηρεί το Μετρά σύμφωνα 
με τους όρους του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντή¬ 
ρησης και θα υποστηρίζει τη Λειτουργία και Συντήρηση 
του Μετρά για τρία (3) επιπλέον έτη από τη λήξη της 
Περιόδου Παραχώρησης. 

16.2 Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρυθμί— 
σεως στην παρούσα, ο Παραχωρησιούχος θα φέρει 
πλήρη ευθύνη για όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας που 
αναφέρονται στο Μετρά και θα συμμορφώνεται με κάθε 
κανονισμό ασφάλειας, αναφορικά με το Μετρά, που 
εκάστοτε ισχύουν. 

16.3 Ο Παραχωρησιούχος θα αναπτύξει ένα Σχέδιο 
Ασφαλείας και θα το υποβάλει, στον Ανεξάρτητο Μη¬ 
χανικό και στην Υπηρεσία, έξι (6) τουλάχιστον μήνες 
πριν από την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας. Το 
Σχέδιο Ασφαλείας θα συμμορφώνεται, από κάθε άποψη, 
με την ισχύουσα νομοθεσία, κανόνες, κανονισμούς και 
το προκαταρκτικό σχέδιο ασφαλείας, που αναφέρεται 
στο Παράρτημα 1. Για την έγκριση του ως άνω Σχεδίου 
Ασφαλείας, από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, εφαρμόζο¬ 
νται, κατ' αναλογία, οι διατάξεις της παραγράφου 16.4 
του παρόντος άρθρου. 

16.3.1 Με την επιφύλαξη ως προς οποιοσδήποτε περί 
του αντιθέτου διατάξεις της παρούσας, ο Παραχωρη¬ 
σιούχος δεν θα ευθύνεται για την αστυνόμευση των 
χώρων του Μετρά ή για το κόστος της, για το οποίο 
ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο. 

16.3.2 Ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει τις απαραί¬ 
τητες διευκολύνσεις στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές 
για την εκτέλεση τοιν καθηκόντων τους. 

16.4 Η συντήρηση και λειτουργία του Μετρά θα 
γίνεται, όπως θα προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Λειτουρ¬ 
γίας και Συντήρησης του Μετρά, το οποίο θα συνταχθεί 
από τον Παραχωρησιούχο, πριν από την Ημέρα Λει¬ 
τουργίας, θα συμφωνεί με τους Βασικούς Κανόνες 
Λειτουργίας και Συντήρησης που προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα 1 και στις σχετικές Προδιαγραφές και το 
οποίο θα υποβληθεί για έγκριση στον Ανεξάρτητο Μη¬ 
χανικό, και θα κοινοποιηθεί στο Δημόσιο, τουλάχιστον 
έξι (6) μήνες, πριν από την έναρξη της Περιόδου 
Λειτουργίας. 

16.4.1 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός υποχρεούται εντός 
δύο (2) μηνών από την υποβολή του, να το εγκρίνει, 
ή να αποστείλει προς τον Παραχωρησιούχο τις αιτιο¬ 
λογημένες αντιρρήσεις/παρατηρήσεις του, σε περίπτω¬ 
ση που το Εγχειρίδιο αυτό δεν συμφωνεί προς τους 


Βασικούς Κανόνες Λειτουργίας και Συντήρησης που 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 και τις σχετικές 
Προδιαγραφές. Στην περίπτωση που υπάρξουν αντιρ- 
ρήσεις/παρατηρήσεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού, κα¬ 
τά τα ως άνω, ο Παραχωρησιούχος θα τροποποιήσει 
αντιστοίχως το Εγχειρίδιο και θα το υποβάλει εκ νέου, 
οπότε ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα το εγκρίνει, εντός 
μηνάς από την επανυποβολή του. 

16.4.2 Εάν ο Παραχωρησιούχος διαφωνεί με την 
άποψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού, το θέμα θα θεω¬ 
ρηθεί ως διαφορά, η οποία θα επιλυθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 38 ή και 39 του παρόντος. 

16.4.3 Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε από τις 
προθεσμίες του 16.4.1, το Εγχειρίδιο θεωρείται ότι έχει 
εγκριθεί, με το πέρας των εν λόγω περιόδων. 

16.4.4 Το Δημόσιο δύναται, εντός μηνός από την 
ημερομηνία εγκρίσεως του Εγχειριδίου ή από την ημε¬ 
ρομηνία της αυτοδίκαιης έγκρισης, να υποβάλει αντιρ¬ 
ρήσεις αναφορικά με τη συμμόρφωση του Εγχειριδίου 
με τους Βασικούς Κανόνες Λειτουργίας και Συντήρησης 
και τις σχετικές Προδιαγραφές και δύναται στη συνέχεια 
να παραπέμψει το θέμα ως διαφορά, που επιλύεται με 
τη διαδικασία των άρθρων 38 και 39 της παρούσας. 

16.4.5 Κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Παραχωρη¬ 
σιούχος υποχρεούται, κατά τον ίδιο τρόπο και με τους 
ίδιους όρους και διαδικασία, να βελτιώνει και να εκ¬ 
συγχρονίζει το εν λόγω Εγχειρίδιο, εάν απαιτηθεί κατά 
τους όρους της παρούσας. 

16.5 Η Υπηρεσία δύναται, ανά πάσα στιγμή, να ει- 
σέλθει στους χώρους του Μετρό και να επιθεωρεί το 
Μετρά κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και 
Συντήρησης, ώστε να βεβαιώνεται για τη σύμφωνα με 
την παρούσα Σύμβαση εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
Παραχωρησιούχου, αναφορικά με τη λειτουργία και συ¬ 
ντήρηση του Μετρό και τη διαρκή τήρηση των Κανο¬ 
νισμών ασφαλείας. Για το σκοπό αυτόν ο Παραχωρη¬ 
σιούχος οφείλει να διασφαλίσει την παροχή στην Υ¬ 
πηρεσία όλων των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και 
των στοιχείων, που απαιτούνται για τον έλεγχο του 
πραγματικού αριθμού των διακινούμενων επιβατών και 
της μέσης μηνιαίας Τεχνικής Διαθεσιμότητας. 

Το Δημόσιο δύναται να εγκαταστήσει, με δική του 
ευθύνη και δαπάνες, σύστημα ελέγχου του πραγματικού 
αριθμού των εισιτηρίων. Το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει 
να παρεμποδίζει ή επηρεάζει τη λειτουργία του συστή¬ 
ματος που έχει προβλεφθεί και εγκατασταθεί από τον 
Παραχωρησιούχο. 

16.6 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε έλεγχος των 
μέτρων ασφαλείας του Μετρό ή οποιαδήποτε επιθεώ¬ 
ρηση, που αναφέρεται στο άρθρο 16.5 ή 16.10 διαπι¬ 
στώσει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών επιδιόρθωσης που 
είναι απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του Μετρό, 
τότε ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιδιόρθωσης, το κόστος 
των οποίων θα βαρύνει τον Παραχωρησιούχο ή το 
Ελληνικό Δημόσιο αναλόγως του λόγου που έχει προ- 
καλέσει την ανάγκη των ετπδιορθωτικών αυτών αλλαγών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Ο Παραχω¬ 
ρησιούχος υποχρεούται κατά την κατάρτιση των συμ¬ 
βάσεων με τον Κατασκευαστή και το Διαχειριστή του 
Μετρό να περιλάβει όρους για τη μεταβίβαση της 
ευθύνης αυτής σε αυτούς ανάλογα με την αιτία που 
προκάλεσε την ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών αυτών. 
Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος δεν εκτελέσει 
τέτοιες εργασίες επιδιόρθωσης, το κόστος των οποίων 
τον βαρύνει, κατά τα ανωτέρω, ενώ αυτό του έχει 
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ζητηθεί από τη*/ Υπηρεσία, η Υιτηρεσία δύναται, αψού 
ειδοποιήσει τον Παραχωρησιούχο δεκατέσσερις (14) 
ημέρες προηγουμένως περί της προθέσεώς της (ή και 
αμέσως εάν η Υπηρεσία πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος 
για την ασφάλεια προσώπων) να μεριμνήσει για την 
εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιδιόρθωσης, οπότε δι¬ 
καιούται να χρεώσει τον Παραχωρησιούχο με το κόστος 
αυτών των εργασιών. 

16.7 Ο Παραχωρησιούχος θα συντάξει, τουλάχιστον 
έξι (6) μήνες πριν από την Έναρξη της Περιόδου 
Λειτουργίας, Κανονισμό που θα ρυθμίζει τις σχέσεις 
του Παραχωρησιούχου με τους χρήστες του Μετρό και 
θα τον υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Η Υπηρεσία 
υποχρεούται, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή 
του Κανονισμού, να τον εγκρίνει ή να αποστείλει στον 
Παραχωρησιούχο τα εύλογα σχόλια ή αντιρρήσεις της. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ανπρρήσεις ή παρατηρή¬ 
σεις της Υπηρεσίας, ο Παραχωρησιούχος θα βελπώσει 
τον Κανονισμό αντιστοίχως και θα τον επανυποβάλει 
στην Υπηρεσία, η οποία οφείλει να τον εγκρίνει εντός 
μηνός. 

16.7.1 Εάν η Υπηρεσία έχει και πάλι ανπρρήσεις/πα- 
ρατηρήσεις, τότε ο Παραχωρησιούχος είτε θα αποδεχθεί 
πλήρως ή εν μέρει τις παρατηρήσεις αυτές της Υπη¬ 
ρεσίας είτε θα θεωρήσει το θέμα ως διαφορά, η οποία 
θα επιλυθεί σύμφωνα με το άρθρο 38 ή και 39 της 
παρούσας. 

16.7.2 Εάν παρέλθει άπρακτη οποιαδήποτε από τις 
προθεσμίες του άρθρου 16.7, χοιρίς απάντηση από την 
Υπηρεσία, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί με 
τη λήξη των εν λόγω περιόδων. 

16.7.3 Κατά την Περίοδο Λειτουργίας, ο Παραχωρη¬ 
σιούχος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, κατά τον 
ίδιο τρόπο και με τους ίδιους όρους και διαδικασία, να 
βελτιώνει και να εκσυγχρονίζει τον Κανονισμό, όπως 
εκάστοτε απαιτείται. 

16.8 Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών, πριν 
από τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, ο Παραχω¬ 
ρησιούχος θα εκπαιδεύσει, σύμφωνα με τις προδιαγρα¬ 
φές και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης, που γενικώς ε¬ 
φαρμόζονται κατά τη λειτουργία και συντήρηση συστή¬ 
ματος Μετρό, το αναγκαίο και εύλογο προσωπικό, το 
οποίο δεν θα υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) άτομα, 
και το οποίο θα αναλάβει, εκ μέρους του Ελληνικού 
Δημοσίου, τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό. 

16.9 Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας, ο 
Παραχωρησιούχος, σε όλη τη διάρκεια της Περιόδου 
Λειτουργίας, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται: 

α. Η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυ¬ 
πηρέτησης λειτουργία του Μετρό. 

β. Η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγοιγή της κυκλο¬ 
φορίας του κοινού. 

γ. Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του 
συστήματος λειτουργίας σε έκτακτες ή επείγουσες 
καταστάσεις. 

δ. Η ασφάλεια των χρηστών του Μετρό και η αντα¬ 
πόκριση του συστήματος λειτουργίας και συντήρησης 
προς όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως ισχύουν 
ανά διαστήματα. 

16.10 Τα καθήκοντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, συνίστανται, 
μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα: 

1. Να υποδεικνύει και ελέγχει, σύμφωνα με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα άρθρα 16.3 και 16.4, οποιαδήποτε 


απαιτούμενη αναβάθμιση του Σχεδίου Ασφαλείας ή του 
Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης. 

2. Να εξασφαλίζει ετησίως, το αργότερο εντός τριών 
μηνών από το τέλος οποιοσδήποτε έτους, έκθεση 
ελέγχου αναφορικά με τη συμμόρφωση του Παραχω¬ 
ρησιούχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις εκ 
του Εγχειριδίου Λειτουργίας και Συντήρησης και ειδικά 
σε σχέση με την ετοιμότητα, ασφάλεια, διαθεσιμότητα, 
εκμετάλλευση, ποιότητα εξυπηρέτησης του συστήματος, 
καλή συντήρηση των οχημάτων και της σηματοδότησης, 
παροχή ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, συστημάτων ελέγ¬ 
χου επιβατών και συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας, 
προσδιορίζοντας τις ουσιαστικές μη συμμορφώσεις του 
Παραχωρησιούχου, εάν αυτές υπάρχουν, που δεν έχουν 
αποκατασταθεί στο τέλος του εν λόγω έτους. 

3. Να ελέγχει και πιστοποιεί ετησίως, το αργότερο 
εντός τριών (3) μηνών από το τέλος εκάστου έτους, 
ότι στο τέλος του έτους αυτού το Μετρό ήταν σε καλή 
κατάσταση, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση, λαμβα- 
νομένης υπόψη της φυσιολογικής φθοράς, να ελέγχει 
και βεβαιώνει ότι το Μετρό είναι απαλλαγμένο κεκρυμ- 
μένων ή άλλων ελαττωμάτων και ότι όλες οι ιδιότητες, 
κατασκευές, εγκαταστάσεις, ακίνητος εξοπλισμός και 
Κινητή Περιουσία που συνιστά το Μετρό λειτουργούσαν 
σύμφωνα με την παρούσα. 

4. Σε περίπτωση συναντήσεως ελατπομάτων στο 
Μετρό και οποιοσδήποτε μη συμμορφώσεως του Πα¬ 
ραχωρησιούχου με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από την παρούσα, καθώς και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας 
και Συντήρησης ή το Σχέδιο Ασφαλείας, ανεξάρτητα 
αν αυτές έχουν αναγνωριστεί από τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό ή από το Δημόσιο και μόλις αυτό καταστεί 
ευλόγως δυνατό, να προσδιορίσει τη φύση και τα αίτια 
αυτών των ελαττωμάτων κοι τη χρονική περίοδο εντός 
της οποίας ο Παραχωρησιούχος θα αποκαταστήσει το 
εν λόγω ελάττωμα ή δεν θα συμμορφωθεί, επιφυλασ- 
σομένων των δικαιωμάτων του Παραχωρησιούχου, κατά 
την παρούσα Σύμβαση. 

5. Να παρακολουθεί και να επισημαίνει τυχόν ανάγκη 
για τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την, κατά το άρθρο 
3.1.1. της παρούσας, υποχρέωση του Παραχωρησιού¬ 
χου. 

6. Να ελέγχει τη συμβατότητα των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων, σύμφωνα με την παρούσα. 


17.1 Εγγυητικές Επιστολές Ιδίων Κεφαλαίων 

17.1.1 Κατά την ημερομηνία του Χρηματοοικονομικού 
Κλεισίματος, οι μέτοχοι θα παράσχουν στον Παραχω¬ 
ρησιούχο εγγυητικές επιστολές για την εκ μέρους τους 
καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το 
Χρηματοδοτικό Σχέδιο της ίδιας ημερομηνίας για το 
μέγιστο ολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ Ελάχιστου 
Μετοχικού Κεφαλαίου και μετοχικού κεφαλαίου, κατά 
την ανωτέρω ημερομηνία της Ανώνυμης Εταιρείας που 
θα έχουν συστήσει οι μέτοχοι για την εκτέλεση της 
Σύμβασης Παραχώρησης. Οι ανωτέρω εγγυητικές επι¬ 
στολές θα απομειώνονται, αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
εκάστοτε καταβληθέν τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου. 

17.1.2 Κατά την ημερομηνία του Χρηματοοικονομικού 
Κλεισίματος, ο Παραχωρησιούχος θα παραλάβει από 
τους χορηγούς των Δευτερογενών Δανείων εγγυητικές 
επιστολές, ποσού ίσου με το σύνολο των Δευτερογενών 
Δανείων, σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Σχέδιο της 
ίδιας ημερομηνίας. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές 
θα απομειώνονται, αντίστοιχα, με το εκάστοτε κατα¬ 
βληθέν ποσό των δευτερογενών δανείων. 
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Κατά την ημερομηνία του "Χρηματοοικονομικού Κλει¬ 
σίματος" οι μέτοχοι θα παράσχουν στο Δημόσιο εγγυη¬ 
τική επιστολή για την εκ μέρους τους πληρωμή, σε 
περίπτωση που το Δημόσιο καταγγείλει τη Σύμβαση 
Παραχώρησης με υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου 
και υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας, ποσού ίσου με τη διαφορά 
του συνολικού ποσού των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αυτά 
προκύπτουν από το Χρηματοδοτικό Σχέδιο κατά το 
"Χρηματοοικονομικό Κλείσιμο" και του συνολικού ποσού 
των Ιδίων Κεφαλαίων που έχουν καταβληθεί στον Πα¬ 
ραχωρησιούχο μέχρι την ημέρα της καταγγελίας. 

17.1.3 Κατά την ημερομηνία του Χρηματοοικονομικού 
Κλεισίματος, ο Παραχωρησιούχος θα παραδώσει στους 
Δανειστές ή στο Δημόσιο εγγυητικές επιστολές που 
θα καλύπτουν το υπόλοιπο των απαιταύμενων Ιδίων 
Κεφαλαίων του Χρηματοδοτικού Σχεδίου, μετά την α¬ 
φαίρεση του Μετοχικού Κεφαλαίου και των Δευτερο¬ 
γενών Δανείων. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές θα 
απομειώνονται αντίστοιχα με το εκάστοτε καταβληθέν 
τμήμα του κατά τα άνω υπολοίπου των Ιδίων Κεφαλαίων. 

17.2 Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 

17.2.1 Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης κα¬ 
τασκευής 

17.2.1.1 Ο Παραχωρησιούχος, έως την Ημερομηνία 
Θέσεως σε Ισχύ, της Σύμβασης, θα έχει παραλάβει από 
τον Κατασκευαστή εγγυηπκή επιστολή καλής εκτέλε¬ 
σης, η οποία θα αφορά την καλή εκτέλεση των υπο¬ 
χρεώσεων του Κατασκευαστή, που απορρέουν από τη 
Σύμβαση Κατασκευής, ποσού ίσου με πέντε τοις εκατό 
(5%) του αναθεωρημένου κατ' αποκοπήν τιμήματος των 
κύριων Εργασιών, κατά την άνω ημερομηνία, αντίγραφο 
της οποίας θα υποβάλει στο Δημόσιο. Για τον προσ¬ 
διορισμό του ποσού της ως άνω εγγυητικής επιστολής 
λαμβάνεται υπόψη ότι το ως άνω ποσοστό πέντε τοις 
εκατό (5%) αναφέρεται τόσο στο μέρος του αναθεω¬ 
ρημένου κατ' αποκοπήν τιμήματος των κύριων Εργασιών 
που εκφράζεται σε δραχμές, όσο και στο μέρος του 
που εκφράζεται σε Ε.Ο.υ.. Όταν η Υπηρεσία μεταβάλλει 
τις Κύριες Εργασίες ώστε να προκαλεί ελάττωση στο 
Αναθεωρημένο Κατ Αποκοπήν Τίμημα του Έργου την 
ημέρα της Μεταβολής, η άνω εγγυητική επιστολή θα 
μειώνεται αντίστοιχα. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν 
αίτησης του Παραχωρησιούχου. Η αποδέσμευση της 
άνω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα καθο¬ 
ριστεί στη Σύμβαση Κατασκευής. 

Μετά τον προσδιορισμό του προϋπολογισμού των 
Παραλλήλων Εργασιών του Παραχωρησιούχου, ο Κα¬ 
τασκευαστής, πριν από την έναρξη των εργασιών, θα 
παραδώσει στον Παραχωρησιούχο Εγγυητική Επιστολή 
καλής εκτέλεσης των εργασιών αυτών ποσού πέντε 
τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση 
που τμήμα ή το σύνολο των Παραλλήλων Εργασιών 
του Παραχωρησιούχου πληρωθεί από το Δημόσιο, λόγω 
καλύψειος του ποσού των 10 δισεκατομμυρίων δραχμών 
σε αξία 16.8.1993 εκ της εκτελέσεως Υπηρεσιακών και 
Αρχαιολογικών Εργασιών, τότε ο Παραχωρησιούχος θα 
εκχωρήσει στο Δημόσιο τμήμα ή το σύνολο της ανωτέρω 
Εγγυητικής Επιστολής, που αντιστοιχεί στις εργασίες 
που θα πληρωθούν από το Δημόσιο. 

Η Εγγυητική αυτή επιστολή Καλής Εκτελέσεως θα 
εκχωρηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που 
το Ελληνικό Δημόσιο υποκαταστήσει τον Παραχωρη¬ 
σιούχο στην παρούσα Σύμβαση. 

17.2.1.2 Οταν η Υπηρεσία απαιτεί από τον Παραχω¬ 
ρησιούχο την εκτέλεση Παραλλήλων Εργασιών του 
Παραχωρησιούχου, πέραν του ποσού των δραχμών δέκα 
δισεκατομμυρίων (10.000.000.000.) σε τιμές 16.8.1993 


ή πρόσθετων κύριων Εργασιών κατόπιν Μεταβολής, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας, και πριν την 
έναρξη τέτοιων Εργασιών, ο Παραχωρησιούχος θα πα- 
ραδίδει στο Ελληνικό Δημόσιο εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των Εργασιών αυτών ποσού ίσου με το 
πέντε τοις εκατό (5%) του κόστους τους ή εάν το 
επιλέξει θα εκχωρήσει την ισόποση εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης που του παρέδωσε ο Κατασκευαστής. 

17.2.1.3 Οι εγγυητικές επιστολές, που αναφέρονται 
στα άρθρα 17.2.1.1. και 17.2.1.2 του παρόντος άρθρου, 
εγγυώνται την πιστή εκτέλεση, από τον Κατασκευαστή, 
όλων των όρων της Σύμβασης Κατασκευής αναφορικά 
με την εκτέλεση των Εργασιών. Ο Παραχωρησιούχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιλάβει όρο στη 
Σύμβαση Κατασκευής που θα συνάψει με τον Κατα¬ 
σκευαστή, ότι ο Κατασκευαστής θα εγγυάται δια των 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και κάθε απαί¬ 
τηση του Δημοσίου, σε σχέση με Οργανισμούς Κύριας 
ή Επικουρικής Ασφάλισης, από την εκτέλεση των Ερ¬ 
γασιών. 

17.2.1.4 Η αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών 
των άρθρων 17.2.1.1 και 17.2.1.2 γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 17.2.1.5. 

17.2.1.5 Το ποσό των εγγυήσεων των άρθρων 17.2.1.1 
και 17.2.1 αποδεσμευεται με την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης Εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Σε περίπτωση που με την έκδοση της Βεβαίωσης 
Περάτωσης Εργασιών απομένουν προς ολοκλήρωση μή 
ουσιαστικές εργασίες, ο Παραχωρησιούχος θα παρα- 
λάβει από τον Κατασκευαστή Συμπληρωματική Εγγυη¬ 
τική Επιστολή ποσού δύο τοις εκατό (2%) επί του 
Αναθεωρημένου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος κατά την η¬ 
μέρα έκδοσης της Επιστολής αυτής ως εγγύηση- της 
ολοκλήρωσης και των εργασιών αυτών. Η Εγγυητική 
αυτή Επιστολή θα αποδεσμευθεί μετά την έκδοση Βε¬ 
βαίωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού για την ολοκλή¬ 
ρωση και των εργασιών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 

12.1.5 της παρούσας. 

17.2.2 Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Λει¬ 
τουργίας και Συντήρησης. 

17.2.2.1 Ο Παραχωρησιούχος, πριν από την Ημερο¬ 
μηνία Θέσεως σε Ισχύ, θα επιδείξει στο Ελληνικό 
Δημόσιο Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, που θα 
έχει παραλάβει από τον Διαχειριστή, για την προσή¬ 
κουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τελευταίου, 
αναφορικά με τη Λειτουργία και Συντήρηση του Μέτρο, 
ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ΕΟϋ. Η εγγυη¬ 
τική αυτή επιστολή θα ισχύει από την Ημέρα Λειτουρ¬ 
γίας. 

17.2.2.2 Η εγγυητική επιστολή του άρθρου 17.2 2.1 
θα συμπληρώνεται κάθε έτος Λειτουργίας (εντός μηνός 
από τη συμπλήρωση κάθε έτους, αρχής γενομένης από 
την Ημέρα Λειτουργίας), με συμπληρωματική εγγυητική 
- επιστολή ποσού ίσου με 500.000 ΕΟΙ). Η τελική 
εγγύηση που θα χορηγηθεί στον Παραχωρησιούχο θα 
είναι ίση με το ποσό των τριών εκατομμυρίων πεντα¬ 
κοσίων χιλιάδων (3.500.000) ΕΟίΙ και θα παραμείνει σε 
ισχύ έως τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Κάθε 
έτος (εντός ενός μηνός από το πέρας του έτους) μετά 
από εκείνο κατά το οποίο επιτεύχθηκε το ποσό των 
3.500.000 ΞΟίΙ, ο Διαχειριστής θα δώσει στον Παρα¬ 
χωρησιούχο μια πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού 
ίσου με 500.000 ΕΟίΙ. 

Κατά τους πρώτους τρεις μήνες του επόμενου έτους 
ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα εκδίδει την έκθεση ε¬ 
λέγχου του αναφορικά με τη συμμόρφωση του Παρα¬ 
χωρησιούχου με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντή¬ 
ρησης, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και 
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θα ελέγχει και πιστοποιεί ότι κατά το πέρας του εν 
λόγω έτους, το Μετρά ήταν σε καλή κατάσταση, όπως 
απαιτείται από τη Σύμβαση, λαμβανομένης υπόψη της 
φυσιολογικής φθοράς. 

Εάν η έκθεση αυτή δεν δείχνει κάποια ουσιαστική μη 
συμμόρφωση εκ μέρους του Πσραχωρησιούχου, η πρό¬ 
σθετη αυτή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των 
500.000 Ε0υ θα απελευθερώνεται. 

Εάν η έκθεση αυτή δείχνει ουσιαστική μη συμμόρφωση 
εκ μέρους του Πσραχωρησιούχου, η πρόσθετη εγγυητική 
Καλής Εκτελέσεως θα απελευθερώνεται, όταν αποκα- 
τασταθούν οι ουσιαστικές αυτές μη συμμορφώσεις ή 
όταν εκδοθεί η συμπληρωματική έκθεση του Ανεξάρ¬ 
τητου Μηχανικού η οποία θα πιστοποιεί ότι ο Παρα- 
χωρησιούχος συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις του. 

17.2.2.3 Οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται 
στα άρθρα 17.2.2.1 και 17.2.2.2 εγγυώνται την πιστή 
εκτέλεση, από τον Διαχειριστή, όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεών του, αναφορικά με τη Σύμβαση Λειτουρ¬ 
γίας και Συντήρησης του Μετρά. 

Οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται στα άρθρα 

17.2.2.1 και 17.2.2.2 θα εκχωρηθούν στο Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο, σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο υπο- 
καταστήσει τον Παραχωρησιούχο στην παρούσα Σύμ¬ 
βαση. Οι εγγυητικές αυτές επιστολές θα μεταβιβάζονται 
επίσης στο Δημόσιο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη 
της Περιόδου Παραχώρησης. 

17.2.2.4 Εάν, κατά την παραλαβή του Έργου, το 
Μετρά ευρίσκεται σε καλή κατάσταση, όπως απαιτείται 
από τη Σύμβαση, οι Εγγυητικές που αναφέρονται στα 
άρθρα 17.2.2.1 και 17.2.2.2. θα ελευθερώνονται, με την 
προϋπόθεση ότι ο Διαχειριστής θα δώσει στο Ελληνικό 
Δημόσιο μια εγγυητική επιστολή 1.500.000 ΕΟΙ), για να 
εγγυηθεί την πιστή εκτέλεση των υποχρεώσεών του 
αναφορικά με την υποστήριξη της συντήρησης του 
Μετρά κατά την Περίοδο Υποστήριξης Συντήρησης. Η 
εγγυητική αυτή επιστολή θα απομειώνεται ετησίως κατά 
500.000 Ε.Ο.υ.. 

17.3 Με εξαίρεση τις εγγυητικές επιστολές των πα¬ 
ραγράφων 17.1.1, 17.1.2 και 17.1.3., οι εγγυητικές ε¬ 
πιστολές του παρόντος άρθρου θα πρέπει να εκδίδονται 
από Τράπεζα, αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο. 
Επιπροσθέτως οι ως άνω εκδοθείσες εγγυητικές επι¬ 
στολές οφείλουν να είναι "σε πρώτη ζήτηση", να μην 
περιέχουν όρους ή αιρέσεις, να περιλαμβάνουν όρο 
παραιτήσεως από την ένσταση της διζήσεως και άμα 
τη εκδόσει θα επισυνάπτονται στο παράρτημα 8 της 
παρούσας. 

1 8 . ΥΠ Ο ΧΡ ΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛ Λ ΗΝΙΚΟΥ.. Δ ΗΜΩΣ10.Υ. 

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε άλλα άρθρα 
της παρούσας, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, α¬ 
πέναντι στον Παραχωρησιούχο, και τις πιο κάτω υπο¬ 
χρεώσεις: 

18.1 Διακοπή στην κατασκευή ή λειτουργία του Μετρό 

18.1.1 Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την 
παρούσα Σύμβαση, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται 
είτε το ίδιο είτε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή 
όργανά τους, να μην παρέμβει και να μην προκαλέσει 
με πράξη ή παράλειψή του προσωρινή ή οριστική δια¬ 
κοπή στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, ολοκλή¬ 
ρωση, θέση σε λειτουργία, λειτουργία, συντήρηση και 
εκμετάλλευση του Μετρό ή οποιοσδήποτε μέρους αυτού 
από τον Παραχωρησιούχο ή από τρίτους για λογαριασμό 
του Πσραχωρησιούχου. 

18.1.2 Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, κατ' εξαίρεση, 
να προκαλέσει, με πράξη του, διακοπή στη μελέτη, 


κατασκευή, χρηματοδότηση, ολοκλήρωση, θέση σε λει¬ 
τουργία, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του 
Μετρό ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α. Συμφέροντα Εθνικής Αμυνας 

Σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης, λόγω εξω¬ 
τερικών κινδύνων, ή σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής 
ή έκδηλης απειλής κατά της δημόσιας τάξης και ασφά¬ 
λειας του Κράτους, από εσωτερικούς κινδύνους, το 
Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει την άμεση 
διακοπή της μελέτης, κατασκευής ή της λειτουργίας 
του Μετρό και να θέσει το Μετρό ή οποιοδήποτε τμήμα 
του υπό την άμεση διοίκηση και έλεγχό του, για όσο 
διάστημα διαρκεί ο πόλεμος ή η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 

Η ως άνω διακοπή της μελέτης, κατασκευής ή της 
λειτουργίας του Μετρό δεν θεωρείται ως παράβαση 
των όρων της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης, αλλά 
θα συνιστά Γεγονός Ανωτέρας Βίας και θα έχει εφαρ¬ 
μογή το άρθρο 23 της παρούσας. 

β. Ασφάλεια του Έργου και των χρηστών 

Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι ο Παραχω- 
ρησιούχος παραβιάζει τους όρους της παρούσας, κατά 
τρόπο ώστε να δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια 
του Έργο„ των χρηστών, δίδει εντολή στον Παρα¬ 
χωρησιούχο νίϊ ^ει άμεσα τη σχετική παράβαση και 
να λάβει μέτρα για την εξουδετέρωση του κινδύνου. 

Στην περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος δεν επα¬ 
νορθώσει την ως άνω παράβαση, η Υπηρεσία δικαιούται 
να διακόψει το μέρος των Εργασιών ή τη λειτουργία 
του Μετρό που επηρεάζονται από την παράβαση αυτή 
και να λάβει η ίδια ή μέσω τρίτου προσώπου τα αναγκαία 
μέτρα προκειμένου να επανορθώσει την παράβαση αυτή. 

Σε περίπτωση διαφοράς ως προς το κατά πόσο ο 
Παραχωρησιούχος παραβίασε τις συμβαπκές του υπο¬ 
χρεώσεις ή ως προς την ύπαρξη κινδύνου για την 
ασφάλεια του Έργου ή των χρηστών, έκαστο των 
Μερών δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία επιλύ- 
σεως των διαφορών των άρθρων 38 και 39 της πα¬ 
ρούσας. 

γ. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, αν η 
Υπηρεσία κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν 
ζημίες σε μνημεία, κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις, έχει 
το δικαίωμα να διατάξει τη διακοπή του μέρους των 
εργασιών που προκαλούν τον ως άνω κίνδυνο ή την 
άμεση αλλαγή των μεθόδων κατασκευής ακόμη και εάν 
αυτές εκτελούνται μετά από προηγούμενη έγκρισή της. 
Η έκδοση ή μη έκδοση εντολής διακοπής των εργασιών 
δεν απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο από τις τυχόν 
ευθύνες του για τις ως άνω ζημίες. 

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 
με τις παραπάνω εντολές της Υπηρεσίας, χωρίς να 
δικαιούται να ζητήσει παράταση προθεσμίας ή πρόσθετη 
αποζημίωση, εκτός διαφορετικής ρύθμισης στην παρού¬ 
σα. 

Σε περίπτωση διαφοράς, ως προς το κατά πόσο 
υφίσταται ή όχι κίνδυνος κατά τα ως άνω ή υφίσταται 
ανάγκη αλλαγής των μεθόδων κατασκευής, ο Παραχω¬ 
ρησιούχος δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία ε¬ 
πιλύσεων των διαφορών των άρθρων 38 και 39 της 
παρούσας. 

18.1.3 Ουδεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δια¬ 
κοπής θα έχει διάρκεια ή έκταση μεγαλύτερη από όσο 
είναι αναγκαία, σύμφωνα με την καλή πίστη, υπό τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις. 

18.1.4 Σε περίπτωση που είτε: α) το Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο ή οποία δήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή όργανά τους, 
παρέμβουν ή προκαλέσουν διακοπή, κατά παράβαση 
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του άρθρου 18.1.1 είτε β) εκδοθεί απόφαση που δι¬ 
καιώνει τον Παραχωρησιούχο στην περίπτωση του άρ¬ 
θρου 18.1.2 (β) ή/και 18.1.2 (γ) τότε : 

18.1.4.1 Εάν η διακοπή επέλθει πριν την Ημέρα 
Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στον 
Παραχωρησιούχο αποζημίωση για τις θετικές ζημίες που 
θα υποστεί, συνεπεία της ως άνω διακοπής, και θα 
χορηγήσει αντίστοιχη παράταση της συνολικής προθε¬ 
σμίας κατασκευής του άρθρου 7.1 και της Περιόδου 
Παραχώρησης, ισόχρονης με τη δυσμενή επίπτωση της 
διακοπής στην κρίσιμη διαδρομή του διαγράμματος 
ΡΕΒΤ. Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο θα χορηγήσει 
ανάλογη παράταση των τμηματικών προθεσμιών, που 
επηρεάστηκαν από τη διακοπή. 

18.1.4.2 Εάν η διακοπή επέλθει κατά την Περίοδο 
Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει απο¬ 
ζημίωση στον Παραχωρησιούχο για τις θετικές ζημίες, 
που θα υποστεί αυτός, συνεπεία της ως άνω διακοπής. 

18.1.5 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, εάν η κατά 
το άρθρο 18.1.4. διακοπή διαρκέσει περισσότερο από 
εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά την Περίοδο Κατα¬ 
σκευής ή περισσότερο από εξήντα (60) ημέρες, κατά 
την Περίοδο Λειτουργίας, τότε ο Παραχωρησιούχος 
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων, 
κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 29 της 
παρούσας. 

18.2 Καθυστέρηση πληρωμών 

18.2.1 Της Περιόδου Κατασκευής 

18.2.1.1 Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, τα οφειλόμενα 
από το Δημόσιο προς τον Παραχωρησιούχο, ποσά, σε 
σχέση με τη Συμμετοχή, τις Παράλληλες Εργασίες του 
Παραχωρησιούχου, τις πέραν του ποσού των Δραχμών 
10 δισ. σε τιμές 16.8.1993 και τις Μεταβολές, δεν 
καταβληθούν εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, κατά 
την ημερομηνία κατά την οποία τα ποσά αυτά κατέ¬ 
στησαν ληξιπρόθεσμα, το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από 
έγγραφη όχληση, οφείλει στον Παραχωρησιούχο τόκο, 
για μεν τις πληρωμές σε δραχμές, με ετήσιο επιτόκιο 
το επιτόκιο καταθέσεων σε δραχμές για περίοδο δώδεκα 
(12) μηνών συν μία (1) μονάδα, (ή αν τέτοιο επιτόκιο 
για περίοδο δώδεκα μηνών δεν είναι διαθέσιμο, το 
επιτόκιο καταθέσεων σε δραχμές για περίοδο έξι (6) 
μηνών) το οποίο δημοσιεύεται στο Ηβυίθτ στη σελίδα 
1_ννΠ ΑΤΗΙΒΟΗ στη 1:00 μ.μ. (ώρα Αθηνών) την εργάσιμη 
στην Αθήνα ημέρα, που αμέσως προηγείται της έναρξης 
κάθε περιόδου τοκοφορίας, για δε τις πληρωμές σε 
ΕΟυ με ετήσιο επιτόκιο το επιτόκιο καταθέσεων σε 
ΕΟυ, για περίοδο δώδεκα (12) μηνών συν μία (1) μονάδα, 
το οποίο επιτόκιο δημοσιεύεται στο ΤβΙβταΙβ σελίδα 
3750 στις 11:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου), την εργάσιμη στην 
Αθήνα ημέρα που αμέσως προηγείται της έναρξης κάθε 
περιόδου τοκοφορίας. 

Οι τοκοφόροι περίοδοι θα είναι οι διαδοχικές περίοδοι 
των δώδεκα (12) μηνών (ή μέρος αυτών αναφορικά με 
την τελευταία τοκοφόρο περίοδο), η δε πρώτη περίοδος 
αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία η πληρωμή 
κατέστη για πρώτη φορά απαιτητή. Ο τόκος θα κεφα- 
λαιοποιείται και θα προστίθεται στο ποσό που οφείλεται, 
στο τέλος κάθε τοκοφόρου περιόδου. 

18.2.1.2 Στην περίπτωση που η ως άνω καθυστέρηση 
διαρκέσει για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός, 
από την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω ποσό 
κατέστη ληξιπρόθεσμο, ο Παραχωρησιούχος μπορεί να 
διακόψει τις Εργασίες ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, 
αφού κοινοποιήσει στην Υπηρεσία ειδική έγγραφη δή¬ 
λωση. Μετά παρέλευση δύο (2) μηνών, από την ως 
άνω ειδική έγγραφη δήλωση και εφόσον δεν έχει κα¬ 


ταβληθεί το οφειλόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο ποσο 
της πληρωμής του, αυξημένο κατά τον τόκο, όπως 
ορίζεται στο παρόν, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, 
των διατάξεων του άρθρου 29 της παρούσας. 

18.2.2 Της Περιόδου Λειτουργίας 

18.2.2.1 Καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουρ¬ 
γίας του Έργου, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει 
καθυστέρηση πληρωμής των κατά το άρθρο 15 της 
παρούσας ληξιπρόθεσμων ποσών, από το Ελληνικό 
Δημόσιο, προς τον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας, επέρχονται οι ακόλουθες συ¬ 
νέπειες: 

α. Οφείλεται αυτοδικαίως στον Παραχωρησιούχο τό¬ 
κος όπως προβλέπεται στο άρθρο 18.2.1.1. και 18.2.1.2. 

β. Μετά παρέλευση ενός (1) μηνός, από την ημερο¬ 
μηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η πληρωμή 
και εφόσον δεν έχει καταβληθεί το οφειλόμενο από το 
Ελληνικό Δημόσιο ποσόν της πληρωμής του, αυξημένο 
κατά τον τόκο όπως ορίζεται στο παρόν, ο Παραχω¬ 
ρησιούχος δικαιούται να διακόψει οποτεδήποτε τη λει¬ 
τουργία του Μετρό ή μέρος αυτής, αφού προηγουμένως 
κοινοποιήσει την πρόθεσή του στην Υπηρεσία, τρεις 
(3) ημέρες νωρίτερα, με ειδική έγγραφη δήλωση. 

γ. Μετά την παρέλευση ενός (1) ακόμη μηνός, από 
την πάροδο της προθεσμίας του ενός (1) μηνός του 
άρθρου 18.2.2.1 (β) της παρούσας και εφόσον δεν έχει 
καταβληθεί το οφειλόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο 
ποσόν της πληρωμής του, αυξημένο κατά τον τόκο, 
όπως ορίζεται στην παρούσα, ο Παραχωρησιούχος δι¬ 
καιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφαρμοζομένων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 29 της 
παρούσας. 

18.2.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής προς 
τον Παραχωρησιούχο άλλων οφειλών, πέραν των ανα- 
φερομένων στα άρθρα 18.2.1 και 18.2.2 ανωτέρω, ε¬ 
φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 
18.2.1.1. 

18.3 Ισότιμη Μεταχείριση 

Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξασφαλίσει ότι κατά τη 
διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης οποιοδήποτε άλ¬ 
λο μεταφορικό μέσο κινούμενο επί σιδηροτροχιών στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης ή/και ο εκμεταλλευόμενος 
αυτό, δεν θα τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης ή προνομίων 
από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιαδήποτε αρμόδια 
αρχή, σε σχέση με τη λειτουργία ή/και εκμετάλλευση 
ή/και συντήρηση του μέσου αυτού, από εκείνη που 
παρέχεται ή προσφέρεται στο Μετρά Θεσσαλονίκης και 
στον Παραχωρησιούχο, κατά την παρούσα Σύμβαση. 
Ενδεικτικά, ευνοϊκή μεταχείριση ή προνόμια μπορούν 
να αποτελούν ρυθμίσεις σχετικές με το κόστος ενέρ¬ 
γειας, τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης του προ¬ 
σωπικού, την καταβολή φόρων, την επιδότηση των 
εισιτηρίων σε ποσοστό μεγαλύτερο από το ποσοστό 
επιδότησης του εισιτηρίου του Μετρό κ.λπ.. Η παρα¬ 
πάνω ρύθμιση δεν αναφέρεται ούτε αφορά στο υφι¬ 
στάμενο, κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας, 
καθεστώς, από το οποίο διέπονται τα μεταφορικά μέσα 
της Θεσσαλονίκης ούτε στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων 
Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.) ούτε στις τυχόν θυγατρικές εταιρείες 
αυτού, ούτε στις εταιρείες στις οποίες τυχόν ο Ο.Σ.Ε. 
θα αναθέσει σχετικές υπηρεσίες. 

18.4 Λοιπές Υποχρεώσεις 

Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει απέναντι στον 
Παραχωρησιούχο και τις κατωτέρω υποχρεώσεις: 

18.4.1 Να εξασφαλίζει στον Παραχωρησιούχο τις α- 
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ναγκαΐες συνθήκες για την απρόσκοπτη εκτέλεση των 
Εργασιών, κατά την Περίοδο Παραχώρησης, στο μέτρο 
που ανάγονται στη σφαίρα ευθύνης του και την πλήρη 
εξασφάλιση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από την 
παρούσα και το νόμο, κατά την Περίοδο Παραχώρησης, 
και να του παρέχει κάθε αναγκαία συνδρομή, σε σχέση 
με αυτά. 

18.4.2 Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο και, οσάκις 
εύλογα το ζητεί ο Παραχωρησιούχος, να εξασφαλίζει 
τη συνδρομή και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, ώστε να 
παρέχεται από αυτούς, η απαραίτητη συνδρομή στην 
Περίοδο Παραχώρησης. 

18.4.3 Να καταβάλλει εγκαίρως κάθε φροντίδα και 
επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 
της παρούσας, και να επικουρεί τον Παραχωρησιούχο 
στην έκδοση, από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, 
των προβλεπόμενων από τη Σύμβαση αυτή και το νόμο 
Αδειών κάθε φύσης, για την εκτέλεση των Εργασιών 
και τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρά, καθώς και 
εκείνων που εύλογα θα ζητηθούν από τον Παραχωρη- 
σιούχο για τους σκοπούς αυτούς, έστω και αν δεν 
προβλέπονται από την παρούσα, ώστε οι εν λόγω 
Αδειες και συμφωνίες να διατηρούνται, ανανεώνονται 
και τίθενται σε ισχύ, αναλόγως των περιπτώσεων. Το 
ίδιο ισχύει και για την εισαγωγή και την τήρηση αστυ¬ 
νομικών και άλλων διατάξεων για την αναγκαστική 
πληρωμή του εισιτηρίου από τους χρήστες του Μετρά 
και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
στους χώρους αυτού. 

18.4.4 Να εξασφαλίζει, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, την απρόσκοπτη προσπέλαση και αποχώ¬ 
ρηση προς και από τις εγκαταστάσεις και εργοτάξια 
του Παραχωρησιούχου. τόσο κατά τη διάρκεια εκτελέ- 
σεως των Εργασιών, όσο και κατά την Περίοδο Λει¬ 
τουργίας και Συντήρησης του Μετρό, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας. 

18.4.5 Να μην αναθέσει ούτε επιτρέψει, έως τη λήξη 
ή λύση της παρούσας Συμβάσεως, την κατασκευή ή και 
λειτουργία άλλων χερσαίων μέσων μαζικής μεταφοράς 
προσώπων, κινούμενα επί σιδηροτροχιών στη ζώνη 
επιρροής του Μετρό, η οποία εκτείνεται σε πλάτος 
100 μέτρων, εκατέρο^θεν του άξονα γραμμής του Μετρό, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση ταυ 
Παραχωρησιούχου. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά: 

α) Τα μέσα μαζικής μεταφοράς προσώπων που λει¬ 
τουργούν την ημέρα υπογραφής της παρούσας, 

β) Οποιεσδήποτε εγκάρσιες προς τη γραμμή του 
Μετρό γραμμές οποιωνδήποτε μέσων μαζικής μεταφο¬ 
ράς περιλαμβανομένων και μέσων κινούμενων επί σι¬ 
δηροτροχιών που τυχόν θα κατασκευασθούν. 

γ) Οποιεσδήποτε γραμμές οποιωνδήποτε μέσων μα¬ 
ζικής μεταφοράς στην περιοχή των ενδεχόμενων επε¬ 
κτάσεων του Μετρό και 

δ) Μέσα παράκτιας συγκοινωνίας. 

ε) Μέσα μαζικής μεταφοράς προσώπων που τυχόν 
θα λειτουργήσουν μέσω της υποθαλάσσιας οδικής αρ¬ 
τηρίας που σχεδιάζεται να κατασκευασθεί στη Θεσσα¬ 
λονίκη. 

στ) Τον προαστειακό σιδηρόδρομο που τυχόν θα 
λειτουργήσει στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 

18.4.6 Με την επιφύλαξη των όρων της παρούσας 
να συνδράμει τον Παραχωρησιούχο, το ίδιο ή να προ- 
καλέσει την εκ μέρους οποιοσδήποτε άλλης Δημοαίας 
Υπηρεσίας, παροχή συνδρομής στον Παραχωρησιούχο, 
εφόσον τούτο εύλογα ζητείται από αυτόν, στην από¬ 
κρουση αξιώσεων ή απαιτήσεων, δικαστικών ή εξωδίκων, 
κάθε φύσης, σε σχέση με το Έργο, υπό την προϋπόθεση 
οιι ο Παραχωρησιούχος θα γνωρίζει τούτο αμελλητί 


στο Ελληνικό Δημόσιο και θα του παρέχει στη συνέχεια, 
εγκαίρως, κάθε πληροφορία σε σχέση με τα ανωτέρω. 
Το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να αρνηθεί τη συν¬ 
δρομή του, χωρίς εύλογη αιτία. Η θετική ή αρνητική 
απάντηση.του Ελληνικού Δημοσίου πρέπει να περιέρ¬ 
χεται στον Παραχωρησιούχο μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, για την αντιμετώπιση και διερευνηση της 
δυνατότητας επίλυσης της διαφοράς. 

18.5 Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή/και 
υποσχέσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που προβλέπο- 
νται στο άρθρο αυτό, και εφόσον ο Παραχωρησιούχος 
υφίσταται ζημία από την αθέτηση αυτή, ο Παραχωρη¬ 
σιούχος δικαιούται να ζητήσει είτε αποζημίωση για τις 
θετικές ζημίες που υπέστη είτε αναπροσαρμογή της 
οφειλόμενης σε αυτόν παροχής. 

1 9. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ίϋκιυ. 

19.1 Ο Παραχωρησιούχος φέρει το κόστος των ερ¬ 
γασιών κατασκευής εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω., στο μέτρο 
που οι εργασίες αυτές αποτελούν Κύριες Εργασίες. 
Επίσης ο Παραχωρησιούχος φέρει το κόστος των ερ ¬ 
γασιών σύνδεσης των εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. στο Με¬ 
τρό. Το κόστος των παραπάνω εργασιών περιλαμβά¬ 
νεται στο κατ’ αποκοπήν τίμημα. 

19.2 Το κόστος κατασκευής εργασιών Ο.Κ.Ω. στο 
μέτρο που οι εργασίες αυτές αποτελούν Παράλληλες 
Εργασίες, θα χρηματοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 

6.2.2 της παρούσας. 

19.3 Ο Παραχωρησιούχος θα φέρει το κόστος ερ¬ 
γασιών κατασκευής εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. και το κό¬ 
στος εργασιών σύνδεσης εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. στα 
εργοτάξια του Παραχωρησιούχου. 

19.4 Εάν η εκτέλεση των Εργασιών παρεμποδίζεται 
από υφιστάμενους αγωγούς ή δίκτυα αγωγών Ο.Κ.Ω , 
η Υπηρεσία αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει 
αμέσως τον Παραχωρησιούχο στην έκδοση των ανα- 
γκαίοιν αδειών μετακίνησης των ανωτέρω αγωγών ή 
δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.4.3. 
του παρόντος. 

19.5 Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να συνδράμει, 
από πλευράς διαδικασιών, αμέσως τον Παραχωρησιούχο 
για την παροχή στις εγκαταστάσεις του Μετρό και τα 
εργοτάξια του Παραχωρησιούχου ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, νερού και τη σύνδεση 
με το αποχετευτικό δίκτυο και γενικά υπηρεσιών Ο.Κ.Ω., 
εφόσον τούτο ζητεί ο Παραχωρησιούχος από τους 
αρμόδιους Ο.Κ.Ω. και κοινοποιεί το σχετικό αίτημα στην 
Υπηρεσία και υπό πιν προϋπόθεση ότι οι σχετικές 
αιτήσεις του Παραχωρησιούχου θα συνοδεύονται απο 
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολο- 
γητικά. 

19.6 Στην περίπτωση Υπηρεσιακών Εργασιών ο Πα¬ 
ραχωρησιούχος υποχρεούται να προσφέρει στους α¬ 
νωτέρω Ο Κ.Ω. κάθε απαιτούμενη βοήθεια, να συντονίζει 
με αυτούς τις υπόλοιπες εργασίες του και να καταβάλλει 
τις δαπάνες, όπως προσδιορίζονται από τους αρμόδιους 
Ο.Κ.Ω., εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση και ειδική ε¬ 
ντολή της Υπηρεσίας. 

Οι σχετικές δαπάνες των ανωτέρω Υπηρεσιακών 
Εργασιών, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση τα επί¬ 
σημα παραστατικά των Ο.Κ.Ω. που εκτέλεσαν τα έργα, 
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εφόσον αφορούν Κύριες Εργασίες, σύμφωνα με την 
παράγραφο 19.1 του παρόντος, βαρύνουν τον Παρα- 
χωρησιούχο και οι δαπάνες τους περιλαμβάνονται στο 
κατ' αποκοπήν τίμημα των κύριων Εργασιών. Οι δαπάνες 
αυτές, αν αφορούν Παράλληλες Εργασίες, χρηματοδο¬ 
τούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας. 

20.1 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης, 
και υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν 
άρθρο 20, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται, οποτεδήποτε, 
με γραπτή ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον Πα- 
ραχωρησιούχο, να επιφέρει Μεταβολές, υπό την προϋ¬ 
πόθεση ότι οι Μεταβολές αυτές, κατά την κρίση του 
Ελληνικού Δημοσίου, απαιτούνται από τις ανάγκες του 
Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20.8 και 
20.9. 

20.2 Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 20.4, 20.6, 20.9 
και 20.10, ο Παραχοιρησιούχος θα εκτελέσει, με κάθε 
επιμέλεια, και θα ολοκληρώσει, εντός ευλόγου χρόνου, 
όλες τις απαραίτητες εργασίες, που απαιτούνται από 
οποιαδήποτε τέτοια Μεταβολή. Ο Παραχωρησιούχος 
δεν θα υποχρεούται, μεχρις ότου ορισθεί το ποσό της 
Συμμετοχής ή/και της επιδότησης εισιτηρίου του άρθρου 
15 που πρέπει να προσαρμοσθεί, σύμφωνα με το άρθρο 
20.6 να εκτελέσει εργασίες που απαιτούνται από Με¬ 
ταβολή. 

20.3 Μόλις καταστεί εφικτό, και σε κάθε περίπτωση 
εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από τη λήψη της 
ειδοποίησης του άρθρου 20.1, ο Παραχωρησιούχος θα 
ειδοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο εάν, κατά την κρίση του: 

20.3.1 Η Μεταβολή απαιτεί την προσθήκη ή αφαίρεση 
από τις πληρωμές της Συμμετοχής ή της επιδότησης 
εισιτηρίου του άρθρου 15 (στην οποία περίπτωση η 
Συμμετοχή ή η επιδότηση εισιτηρίου θα αναθεωρούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 20.6) ή την παράταση προθεσμίας, 
που προβλέπεται στην παρούσα, και θα προβαίνει στην 
εκτίμηση του σχετικού ποσού ή χρόνου, ή 

20.3.2 Η Μεταβολή έχει άλλες επιπτώσεις και συ¬ 
γκεκριμένα δύναται να τον εμποδίσει ολικώς ή μερικώς 
από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη 
Σύμβαση, στην οποία περίπτωση θα χορηγεί στο Ελ¬ 
ληνικό Δημόσιο όλα τα στοιχεία επί των οποίων βασίζει 
αυτήν την κρίση. 

20.4 Μετά τη γνωστοποίηση της ανωτέρω θέσης του 
Παραχωρησιούχου και μέσα σε εύλογο χρόνο, το Ελ¬ 
ληνικό Δημόσιο θα επιβεβαιώσει ή τροποποιήσει την 
ειδοποίηση του άρθρου 20.1. Μέχρις ότου το Ελληνικό 
Δημόσιο επιβεβαιώσει ή τροποποιήσει την ανωτέρω 
ειδοποίηση, αυτή θεωρείται ότι δεν έχει δοθεί. 

20.5 Ο Παραχωρησιούχος δύναται να προτείνει, στο 
Ελληνικό Δημόσιο, Μεταβολές, για τις οποίες απαιτείται 
η έγγραφη συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου. Χωρίς 
τη συναίνεση αυτή, ο Παραχωρησιούχος δεν δύναται 
να πραγματοποιήσει καμία από τις Μεταβολές που 
προτείνει. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση της Μεταβολής 
αυτής δεν συνεπάγεται την ανάληψη του κόστους Με¬ 
ταβολής αυτής από το Δημόσιο. 

20.6 Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 20.7 και 20.8, 
Μεταβολή που ζητείται από το Δημόσιο και επέρχεται 
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, επηρεάζει 
δε το Αναθεωρημένο Συνολικό Κόστος Έργου, κατά 
την ημέρα έκδοσης της ειδοποίησης του Ελληνικού 


Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 20.1, θα επιφέρει 
προσθήκη ή αφαίρεση από τις πληρωμές της Συμμε¬ 
τοχής, που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο 
στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με την παρούσα. Με¬ 
ταβολή που ζητείται από το Δημόσιο και επέρχεται κατά 
την Περίοδο Κατασκευής ή την Περίοδο Λειτουργίας 
και επηρεάζει το κόστος λειτουργίας ή συντήρησης του 
Μετρά, θα επιφέρει προσθήκη ή αφαίρεση από τις 
πληρωμές της επιδότησης εισιτηρίου, από το Ελληνικό 
Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 
15. Αναφορικά με τις παραπάνω Μεταβολές, που ε¬ 
πέρχονται κατά την Περίοδο Κατασκευής και επηρεά¬ 
ζουν το Αναθεωρημένο Συνολικό Κόστος Έργου, το 
ποσό που θα προστίθεται ή θα αφαιρείται από τις 
πληρωμές της Συμμετοχής θα αντιστοιχεί στο κόστος 
των Εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν, ούτως ώστε 
να πραγματοποιηθεί η Μεταβολή ή το κόστος των 
Εργασιών που λόγω της Μεταβολής δεν απαιτείται 
πλέον να εκτελεσθούν. Το κόστος αυτό θα υπολογίζεται 
από τον Παραχωρησιούχο, ανάλογα με την έκταση της 
Μεταβολής, με τις παρακάτω εναλλακτικές μεθόδους: 

20.6.1 το Τιμολόγιο Παράλληλων Εργασιών, όπου οι 
Εργασίες είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις εργασίες ττκ 
Μεταβολής, ή 

20.6.2 τις αναλύσεις τιμών του Υπουργείου Περιβάλ¬ 
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, όπου οι 
εργασίες της Μεταβολής δεν είναι ίδιες ή παρόμοιες 
με τις Παράλληλες Εργασίες, εφαρμοζομένης της έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 6.3.4, ή 

20.6.3 το πραγματικό κόστος των εργασιών της Με¬ 
ταβολής, 

20.6.4 το κατ αποκοπήν τίμημα, που τυχόν συμφω- 
νηθεί μεταξύ των Μερών, 

20.6.5 την ανάλυση Αί Βκ του κατ' αποκοπήν τιμή¬ 
ματος για τις ίδιες ή παρόμοιες εργασίες και αντίστοιχη 
αυξομείωση των κονδυλίων ΑίΒκ, που επηρεάζονται από 
τη Μεταβολή. 

Στις περιπτώσεις που το κόστος της Μεταβολής 
υπολογίζεται σύμφωνα με πς παραγράφους 20.6.1, 
20.6.2 και 20.6.3., στο κόστος αυτό προστίθεται και η 
τυχόν δαπάνη των μελετών που εκπονούνται από τον 
Παραχωρησιούχο ή για λογαριασμό του Παραχωρησιου- 
χου, καθώς και Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%. Στις περιπτώσεις των 
παραγράφων 20.6.4 και 20.6.5 το κόστος των μελετών 
και τα Γ.Ε. +■ Ο.Ε. περιλαμβάνονται στις τιμές. Σε όλες 
τις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται στον Παραχωρη¬ 
σιούχο παράταση προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 
7.3 της παρούσας, και αποζημίωση για τις τυχόν Θετικές 
Ζημίες του. λόγω της άνω Μεταβολής. 

Αναφορικά με Μεταβολή, που ζητείται από το Δημόσιο 
και επέρχεται πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχωρή- 
σεως και επηρεάζει το κόστος λειτουργίας ή συντή¬ 
ρησης του Μέτρο, το ποσό που θα προστίθεται ή θα 
αφαιρείται από την επιδότηση εισιτηρίου θα είναι τέτοιο 
ούτως ώστε ο Παραχωρησιούχος να διατηρείται ή να 
αποκαθιστάται στην οικονομική κατάσταση, που θα έ¬ 
πρεπε να είχε αν δεν λάμβανε χώρα αυτή η Μεταβολή. 
Το ποσό αυτό εάν δεν ορισθεί με συμφωνία των Μερών, 
θα ορίζεται με τη διαδικασία των άρθρων 38 και 39! 
Κατά τον προσδιορισμό της οικονομικής κατάστασης 
του Παραχωρησιούχου θα λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Παραχω¬ 
ρησιούχο, σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή. 

20.7 Η διαδικασία του άρθρου 20 θα εφαρμόζεται σε 
περίπτωση Μεταβολής του άρθρου 28.1. 

20.8 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, το 
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Ελληνικό Δημόσιο δύναται να επιφέρει Μεταβολές, 
αναφορικά με τις Κύριες Εργασίες, που επηρεάζουν το 
Συνολικό Κόστος Εργου, όπως αυτό ορίζεται στη διά¬ 
ταξη 6.2 αναθεωρημένο με τον τελευταίο γνωστό κατά 
το χρόνο εκείνο συντελεστή αναθεώρησης. Μια τέτοια 
Μεταβολή είναι επιτρεπτή μόνο στο μέτρο που στο 
συνολικό προστιθέμενο ή αφαιρούμενο ποσό από τις 
πληρωμές της Συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου, 
στον Παραχωρησιούχο, αναφορικά με τις Μεταβολές 
αυτές, δεν υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του 
Συνολικού Κόστους Έργου, όπως ορίζεται στη διάταξη 

6.2 αναθεωρημένο με τον τελευταίο γνωστό συντελεστή 
αναθεώρησης. Μεταβολές πέραν του ως άνω ορίου 8% 
δύναται να επέλθουν μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία 
των Μερών και συγκατάθεση της Εκπροσώπου Τράπε¬ 
ζας. 

20.9 Εάν το Ελληνικό Δημόσιο διαφωνεί με την κατά 
το άρθρο 20.6 εκτίμηση του Παραχωρησιούχου, σχετικά 
με το κόστος και τις επιπτώσεις της Μεταβολής, η 
διαφορά θα επιλύεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 
38 και 39. Με την επιφύλαξη του άρθρου 20.10 ο 
Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τη 
Μεταβολή, μετά την έκδοση της απόφασης της Επι¬ 
τροπής Πραγματογνωμόνων του άρθρου 38, εφόσον 
το Δημόσιο εμμένει στην εκτέλεση της Μεταβολής, 
κοινοποιώντας την απόφασή του για εκτέλεση της εν 
λόγω Μεταβολής, σύμφωνα με τους όρους της από¬ 
φασης. Στην περίπτωση της παρούσας παραγράφου και 
της παρ. 20.10 του παρόντος άρθρου, εάν με τη σχετική 
απόφαση είτε του άρθρου 38 είτε του άρθρου 39 κριθεί 
ότι στον Παραχωρησιούχο έπρεπε να καταβληθεί ή 
καταβλήθηκε κόστος εργασιών Μεταβολής μεγαλύτερο 
ή μικρότερο εκείνου που πράγματι οφείλεται, η διαφορά 
θα καταβάλλεται στον Παραχωρησιούχο ή θα επιστρέ- 
φεται από τον Παραχωρησιούχο στο Δημόσιο εντόκως, 
με το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 18.2.1.1. 
από την ημέρα που το ποσό αυτό έπρεπε να καταβληθεί 
ή καταβλήθηκε στον Παραχωρησιούχο, μέχρι την εξό¬ 
φλησή του ή την επιστροφή του στο Δημόσιο. 

20.10 Σε περίπτωση που τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
του Έργου, των χρηστών ή του προσωπικού του Πα¬ 
ραχωρησιούχου, η Υπηρεσία δύναται με έγγραφη εντολή 
να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να εκτελέσει 
Μεταβολή πριν την αποστολή από τον Παραχωρησιούχο 
της ειδοποίησης του άρθρου 20.3 ή πριν τον προσδιο¬ 
ρισμό του προστιθέμενου ή αφαιρούμενου, σύμφωνα με 
το άρθρο 20.6, ποσού από τις πληρωμές της Συμμε¬ 
τοχής ή της επιδότησης εισιτηρίου. Στην περίπτωση 
αυτή ο Παραχωρησιούχος θα εκτελέσει τη Μεταβολή 
και θα κρατήσει στοιχεία για το κόστος και τις θετικές 
ζημίες και καθυστερήσεις, που προέκυψαν από ή έχουν 
σχέση με τη Μεταβολή. Η Υπηρεσία δύναται να επι¬ 
θεωρεί τα στοιχεία αυτά ανά εύλογα χρονικά διαστήματα. 
Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται και στο παρόν άρθρο 
αναλογικά, οι διατάξεις του άρθρου 20.9. 

21. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

21.1 Υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Πα¬ 
ραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος 
για την εν γένει αποζημίωση, για θάνατο ή σωματική 
βλάβη, απώλεια ή περιουσιακή ζημία (περιλαμβανομένης 
της ζημίας σε περιουσία που ανήκει στο Ελληνικό 
Δημόσιο ή για την οποία αυτό είναι υπεύθυνο), που 
οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων, 
προστηθέντων ή εκπροσώπων του ίδιου, του Κατα¬ 
σκευαστή ή του Διαχειριστή, στα πλαίσια της παρούσας 
Σύμβασης ή που οφείλεται σε αθέτηση, εκ μέρους του 


Παραχωρησιούχου, των υποχρεώσεών του από την 
παρούσα. Το Δημόσιο, τα όργανα αυτού, οι εκπρόσωποι 
και εργολάβοι του απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη 
αποζημιώσεως για τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις. 

21.2 Υπό την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων 
της παρούσας, των νόμων και των εγκεκριμένων πε¬ 
ριβαλλοντικών όρων, ο Παραχωρησιούχος, ο Κατα¬ 
σκευαστής, ο Διαχειριστής και το προσωπικό αυτών 
δεν θα ευθύνονται, έναντι οποιοσδήποτε προσώπου, 
φυσικού ή νομικού, για οποιαδήποτε απαίτηση, ενέργεια 
ή διαδικασία από οποιοδήποτε πρόσωπο, που προκύπτει 
ή έχει σχέση με: 

α) Ενόχληση, θόρυβο, δόνηση, ρύπανση ή/και περιο¬ 
ρισμό δραστηριότητας, που θα προκαλούνται από την 
προσήκουσα κατασκευή και λειτουργία του Μετρά ή 
οποιαδήποτε δραστηριότητα, συναπτόμενη προς την 
κατασκευή ή τη λειτουργία του. 

β) Τη χρήση ή κατοχή του Εργοταξίου ή οποιοσδήποτε 
τμήματος αυτού. 

γ) Την ύπαρξη αυτή καθ' εαυτή του Μετρό Θεσσα¬ 
λονίκης ή των Εργασιών Κατασκευής ή οποιουδήποτε 
τμήματος αυτών ή τη φυσιολογική λειτουργία και συ¬ 
ντήρησή του. 

δ) Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκτελέσει το Εργο 
ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, ή 

ε) Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του Ανεξάρ¬ 
τητου Μηχανικού, του Δημοσίου, των υπαλλήλων τους, 
αντιπροσώπων ή συμβούλων ή άλλων εργολάβων, που 
δεν έχουν προσληφθεί από τον Παραχωρησιούχο, τον 
Κατασκευαστή ή το Διαχειριστή, τους προστηθέντες ή 
τους συμβληθέντες με αυτούς, συμπεριλαμβανομένης, 
χωρίς περιορισμό, οποιοσδήποτε αθετήσεως, εκ μέρους 
του Δημοσίου, οποιοσδήποτε των υποχρεώσεών του εκ 
της παρούσας. 

Ο Παραχωρησιούχος δεν ευθύνεται για θετικές ή 
παρεπόμενες ή αποθετικές ζημίες που θα προκληθούν 
σε τρίτους από τις ανωτέρω αιτίες, εκτός αν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα αυτού, του Κατασκευαστή ή του Δια¬ 
χειριστή, των προστηθέντων αυτών ή συμβληθέντων 
μετ' αυτών. Το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχω¬ 
ρησιούχο, τον Κατασκευαστή, το Διαχειριστή, τους Δα¬ 
νειστές και το προσωπικό τους από και έναντι όλων 
των επιπτώσεων οποιοσδήποτε είδους που προκύπτουν 
από ή που έχουν σχέση με τέτοιες απαιτήσεις, ενέρ¬ 
γειες ή διαδικασίες, στο μέτρο που αυτές δεν καλύ¬ 
πτονται από τις ασφαλίσεις για το Εργο. 

22.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ασφαλίζει 
στο Ι.Κ.Α. και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία κυρίας και 
επικουρικής ασφάλισης όλο το προσωπικό που θα α¬ 
πασχολεί ο ίδιος, ο Κατασκευαστής ή οι υπεργολάβοι 
τους στο Μετρό. Σε περίπτωση που το προσωπικό 
αυτό δεν υπάγεται στις περί ασφάλισης διατάξεις του 
Ι.Κ.Α. ή άλλων ταμείων κυρίας ασφάλισης ή σε άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται 
να συνάπτει (ή να φροντίσει να συνάψουν τα ενδια¬ 
φερόμενο πρόσωπα) σύμβαση ασφάλισης ευθύνης ερ¬ 
γοδότη, με νομίμως αναγνωρισμένες, σύμφωνα με το 
άρθρο 22.4, ασφαλιστικές εταιρείες. 

22.2 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ασφαλίζει 
(ή να φροντίζει τα ενδιαφερόμενο πρόσωπα να ασφα¬ 
λίζουν), σε νομίμως αναγνωρισμένη ασφαλιστική εται¬ 
ρεία και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, περί 
υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων, όλα τα αυτοκίνητα 
που θα χρησιμοποιούνται στο Έργο, τόσο κατά το 
στάδιο κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας, 
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είτε αυτά ανήκουν στον (διο είτε σε τρίτους. 

Ο Παραχωρησιούχος δεν δικαιούται να διεκδικήσει 
από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για τυχόν ζημία 
ή ολική ή μερική απώλεια ή καταστροφή μηχανήματος 
για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της 
ανωτέρας βίας. 

22.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ασφαλίζει, 
για το σύνολο της αξίας τους και κατά παντός κινδύνου 
(κλοπής, φθοράς, πυρκαϊάς, πλημμυρών ή κατολισθή¬ 
σεων κ.λπ.), όλα τα υλικά, συσκευές, μηχανήματα και 
λοιπό εξοπλισμό που απαιτείται για τη λειτουργία του 
Έργου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22.12. Η 
ασφάλιση θα καλύπτει και τη μεταφορά των ανωτέρω 
στους χώρους του Μετρά. 

22.4 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να συνάψει, 
με δικές του δαπάνες, με μία ή περισσότερες νομίμως 
αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό, που σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία 
μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα, τις ακόλουθες 
ασφαλιστικές συμβάσεις: 

22.4.1 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου, κατά την 
Περίοδο Παραχώρησης. 

Αντικείμενο της εν λόγω ασφάλισης θα είναι: 

22.4.1.1 Η ασφαλιστική κάλυψη οποιοσδήποτε απώ¬ 
λειας, ζημίας, φθοράς ή καταστροφής, μερικώς ή ολικώς, 
του εκτελούμενου Εργου, που θα οφείλεται ή θα προ- 
καλείται από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία (ακόμη και από 
ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, λανθασμένη μελέτη 
ή/και κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη ή 
πλημμελή εργασία κ.λπ.), με εξαίρεση τους κινδύνους 
που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα 
συνήθη ασφαλιστήρια 'κατά παντός κινδύνου" (λ.χ. κιν¬ 
δύνους από πόλεμο, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, 
επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή 
ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.), σε κάθε περίπτωση, σύμ¬ 
φωνα με τη συνήθη διεθνή ασφαλιστική πρακτική. Στην 
περίπτωση αυτήν η κάλυψη θα αναφέρεται στη συνολική 
αξία όλων των Κυρίων Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων 
και των Μεταβολών, και θα αποτυπώνει τυχόν μείωση 
του Συνολικού Κόστους Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
6. Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ζητεί από τους 
ασφαλιστές κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την ανα¬ 
προσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα 
με την πραγματική αξία όλων των Εργασιών, και οι 
ασφαλιστές θα παραιτούνται του δικαιώματος της υπα- 
σφάλισης. 

22.4.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη έναντι οποιοσδήποτε 
απώλειας ή ζημίας, φθοράς ή καταστροφής, μερικώς ή 
ολικώς (εξαιρουμένων των μηχανολογικών και ηλεκτρο¬ 
λογιών βλαβών) των μόνιμων ή/και προσωρινών ερ- 
γοταξιακών εγκαταστάσεων του Παραχωρησιούχου, κα¬ 
θώς επίσης και του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Μετρά και που 
θα οφείλεται ή θα προκαλείται από ανωτέρα βία ή/και 
τυχαία περιστατικά, βάσει των διατάξεων του 22.12. 

22.4.1.3 Τα κάθε είδους υλικά, που προσκομίζονται 
επί τόπου στα εργοτάξια, για να ενσωματωθούν στο 
Μετρό. 

22.4.2 Η αξία Εργασιών στα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
θα εκφράζεται σε δραχμές και ΕΟυ, σύμφωνα με το 
άρθρο 6.2.1 της παρούσας. 

22.4.3 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλει 
προς έγκριση στην Υπηρεσία το κατά παντός κινδύνου 
ασφαλιστήριο του παρόντος άρθρου 22.4.1, για μεν την 
Περίοδο Κατασκευής τριάντα (30) ημέρες από την 
Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ, για δε την Περίοδο Λει¬ 


τουργίας τριάντα (30) ημέρες πριν από την έκδοση της 
άδειας λειτουργίας του Μετρό. 

22.4.4 Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. 
Αντικείμενο της εν λόγω ασφάλισης θα είναι η αστική 
ευθύνη του Παραχωρησιούχου, έναντι τρίτων, για ζημίες 
ή βλάβες που θα προκληθούν, σε πρόσωπα ή πράγματα, 
κατά τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, 
συντήρησης, αποκατάστασης ζημιών, λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης του Μετρό, εξ υπαιτιότητας του προ¬ 
σωπικού του Παραχωρησιούχου, κατά την εκπλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

22.4.4.1 Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την 
έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και θα λήγει 
κατά την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Παραχώρη¬ 
σης. 

22.4.4.2 Το ή/ και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής 
ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλονται προς έγκριση] 
από τον Παραχωρησιούχο στην Υπηρεσία, για μεν την 
Περίοδο Κατασκευής τριάντα (30) ημέρες μετά την 
Ημερομηνία Θέσεως σε Ισχύ, για δε την Περίοδο Λει¬ 
τουργίας τριάντα (30) ημέρες πριν από την έκδοση της 
άδειας λειτουργίας του Μετρά. Το ή/και τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια αστικής ευθύνης, έναντι τρίτων, που τυχόν 
θα απαιτηθούν για την κάλυψη της αστικής ευθύνης 
του Παραχωρησιούχου, έναντι τρίτων, λόγω της εκτέ¬ 
λεσης από αυτόν εργασιών συντήρησης, επισκευής ή 
άλλης ρύθμισης, σχετικής και μέσα στα πλαίσια των 
συμβατικών υποχρεώσεών του, πρέπει να υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
έναρξη των αντίστοιχων εργασιών. 

22.4.4.3 Τα όρια αποζημίωσης, για τα οποία θα πραγ¬ 
ματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να 
είναι, κατά περιστατικό, τα ακόλουθα: 

α. Για υλικές ζημίες, θετικές ή αποθετικές σε πράγ¬ 
ματα τρίτων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ζημιω- 
θέντων τρίτων, δραχμές πεντακόσια εκατομμύρια 
(500.000.000). 

β. Γ ια σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, κατά άτομο 
και ατύχημα, δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000). 

γ. Για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων, μετά από 
ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παθόντων, δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000). 

δ. Ελάχιστο όριο ευθύνης ασφαλιστών, σε όλη τη 
διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης, δραχμές 
δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000). 

Τα ανωτέρω όρια αναφέρονται σε τιμές 1.1.1993 και 
θα αυξάνονται, κατά περίπτωση (αυξημένων κινδύνων, 
χρονικής διάρκειας ασφαλιζόμενου κεφαλαίου κ.λπ.), καί 
θα αναθεωρούνται την πρώτη ημέρα εκάστου έτους, 
σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του γενικού 
δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός προκύπτει από 
τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδας. 

22.4.4.4 Στο ή/και στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αστι¬ 
κής ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να περιέχονται οι 
ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

α. Η Υπηρεσία, το εν γένει προσωπικό της, οι σύμ¬ 
βουλοί της και το προσωπικό τους, θεωρούνται "τρίτα" 
πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις 
της διασταυρούμενης ευθύνης, έναντι άλλων (οτοεε 
ΙίαόιΙίΙγ). 

β. Η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να αποκρούει 
οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Παραχωρησιού¬ 
χου ή της Υπηρεσίας, του προσωπικού τους ή των 
συμβούλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή η ζημία 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προ¬ 
σώπων και η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο 
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αστικής ευθύνης, έναντι τρίτων, και να καταβάλλει κάθε 
ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων που θα 
σχετίζονται με την αστική ευθύνη, μέσα στα όρια των 
ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 22.4.4.3 της πα¬ 
ρούσας. 

22.4.5 Στο ή στα ασφαλιστήρια των άρθρων 22.4.1 
και 22.4.4 θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

22.4.5.1 Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλιζόμενη. 

22.4.5.2 Τα εν λόγω ασφαλιστήρια δεν δύνανται να 
ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή, 
δια συστημένης επιστολής, πριν από τριάντα (30) η¬ 
μέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, 
τοσο προς τον Παραχωρησιούχο όσο και προς την 
Υπηρεσία. 

22.4.5.3 Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε 
δικαίωμα αναγωγής κατά της Υπηρεσίας, των υπαλλή¬ 
λων, των συμβούλων και συνεργατών της και των 
υπαλλήλων τους, σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, μη ηθελημένη, των 
προσώπων αυτών. 

22.4.5.4 Η Υπηρεσία, το προσωπικό της, καθώς και 
όλοι οι σύμβουλοι και συνεργάτες της και το προσωπικό 
τους θεωρούνται τρίτα πρόσωπα κατά την εφαρμογή 
της παρούσας. 

22.4.5.5 Με το ασφαλιστήριο καλύπτεται και η ευθύνη 
της Υπηρεσίας που απορρέει από το άρθρο 922 του 
Αστικού Κώδικα (ευθύνη προστήσαντος). 

22.4.5.6 Ο Παραχωρησιούχος, προκειμένου να εξα- 
σφαλισθεί η Υπηρεσία, υποχρεούται να ζητήσει από 
τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν στα ασφαλι¬ 
στήρια κατά παντός κινδύνου, που καλύπτουν το ίδιο 
το Εργο, όρο που θα καλύπτει τόσο τη μερική όσο και 
την ολική καταστροφή ή βλάβη του Έργου. 

22.4.5.7 Ο Παραχωρησιούχος πρέπει να παραδίδει 
στην Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε περιόδου 
ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος 
αδυνατεί να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του αυτήν, 
θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22.8 του 
παρόντος. 

22.5 Κατά τη σύναψη των ανωτέρω ασφαλίσεων, ο 
Παραχωρησιούχος πρέπει να συμμορφώνεται και να 
λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις των σχετικών με αυτές 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και Κανονισμών, όπως 
ισχύουν και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 

22.6 Ο Παραχωρησιούχος πρέπει να συμμορφώνεται 
με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί 
όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές υπόκεινται σε κάθε περί¬ 
πτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας για την 
τήρηση των όρων του παρόντος άρθρου 22. 

22.7 Οι ανωτέρω ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ή 
περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και 
ευθύνες του Παραχωρησιούχου, που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό.τι αφορά τις προβλεπόμενες 
από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξαιρέσεις, 
εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κ.λπ., και ο Παρα¬ 
χωρησιούχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αποκατάσταση ζημιών, σε πρόσωπα ή και πράγματα, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, πέραν από τα 
ποσά κάλυψης των ανωτέρω ασφαλιστηρίων. Σε περί¬ 
πτωση επελεύσεως ασφαλισμένων γεγονότων ανωτέ- 
ρας βίας θα έχει εφαρμογή το άρθρο 23 της παρούσας. 


22.8 Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος αθετήσει 
τις ανωτέρω ασφαλιστικές υποχρεώσεις του, η Υπηρεσία 
δικαιούται να ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο να 
προβεί στις ανάλογες τροποποιήσεις ή συμπληρωμα¬ 
τικές ασφαλίσεις και στο μέτρο που ο Παραχωρησιούχος 
δεν συμμορφωθεί, εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
λήψη της σχετικής ειδοποίησης της Υπηρεσίας, να 
συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Παραχωρη¬ 
σιούχου τα ανωτέρω ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει 
(εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσο 
των ασφαλίστρων από τις πληρωμές που οφείλονται 
στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτήν. 
Επίσης, σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος αμελεί 
ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές τα οφει¬ 
λώμενα ποσά των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να 
αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων, δικαιούται, στο μέτρο που ο Παραχωρη¬ 
σιούχος δεν συμμορφωθεί, εντός της εύλογης προθε¬ 
σμίας που θα θέσει σε αυτόν εγγράφως η Υπηρεσία 
να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, για 
λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, και να τα παρακρα¬ 
τήσει από το λαβείν του, σύμφωνα με τα προηγούμενα. 

22.9 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των 
Εργασιών, με υπαιτιότητα του Παραχωρησιούχου, το 
Εργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, μπορεί 
να ασφαλιστεί έναντι όλων των ενδεχόμενων ασφαλι- 
ζόμενων κινδύνων από την Υπηρεσία και τα έξοδα της 
ασφάλειας αυτής θα βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο. 

22.10 Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις εισπράττονται 
από τον Παραχωρησιούχο και διατίθενται για την απο¬ 
κατάσταση των ζημιών και τη συνέχιση της κατασκευής 
ή της λειτουργίας του Μετρά, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των Εμπλεκόμενων Προσώπων και των 
Δανειστών σε τέτοιες ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Ο 
Παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί ενήμερη την 
Υπηρεσία, η οποία δικαιούται να ελέγχει τη διάθεση 
των ως άνω αποζημιώσεων, σύμφωνα με την παρούσα. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται σύμ¬ 
φωνα με τα άρθρα 38 και 39 της παρούσας. 

22.11 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται, κατά την Πε¬ 
ρίοδο Κατασκευής, να μη συνάψει ο ίδιος, αλλά να 
εξασφαλίσει ότι ο Κατασκευαστής θα συνάψει και θα 
διατηρεί, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής, 
τις ως άνω ασφαλιστικές συμβάσεις, καθώς και ότι θα 
τηρεί τους όρους του παρόντος άρθρου 22. 

Στην περίπτωση αυτήν, ο Παραχωρησιούχος, ο Ανε¬ 
ξάρτητος Μηχανικός, οι σύμβουλοι του Παραχωρησιού¬ 
χου και το προσωπικό τους θα είναι συνασφαλιζόμενοι 
στις ασφαλιστικές συμβάσεις του άρθρου 22 και θα 
θεωρούνται "τρίτα πρόσωπα", στο πλαίσιο του άρθρου 
22.4.2. 

22.12 Τα Μέρη συμφωνούν ότι όλα τα Ασφαλιστήρια 
Συμβόλαια κατά παντός κινδύνου θα εξαιρούν κάλυψη 
για κινδύνους, οι οποίοι συνήθως εξαιρούνται και δεν 
καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια Συμβόλαια 
(όπως κινδύνους από πόλεμο, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή 
εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ρα¬ 
διενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.) οι οποίοι, σε 
κάθε περίπτωση, υπόκεινται στη συνήθη διεθνή ασφα¬ 
λιστική πρακτική. 


23.1 Γεγονάτα Ανωτέρας Βίας 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ο όρος 
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"Γεγονός Ανωτέρας Βίας" θα θεωρείται όη σημαίνει 
όλα εκείνα τα γεγονότα ή περιστατικά τα οποία ευρί- 
σκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου ή επιρροής των 
Μερών και τα οποία ή οι εξ αυτών συνέπειες δεν θα 
μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί ή προληφθεί ή να 
είχαν αποτραπεί οι εξ αυτών συνέπειες ακόμα και με 
καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας εκ μέρους των Μερών. 

Διευκρινίζεται ότι οι συνέπειες στο Έργο από Γεγο¬ 
νότα Ανωτέρας Βίας που οφείλονται στη μη τήρηση 
από τον Παραχωρησιούχο των όρων του Παραρτήματος 
1 βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο. 

23.2 Επέλευση 

23.2.1 Εάν ο Πσραχωρησιούχος θεωρεί ότι έχει ε- 
πέλθει ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας, το οποίο μπορεί 
να δημιουργήσει αξίωση για παράταση χρόνου ή και για 
αποζημίωση από το Ελληνικό Δημόσιο, θα ειδοποιεί την 
Υπηρεσία εγγράφως, μόλις κάτι τέτοιο καταστεί ευλο¬ 
γιάς εφικτό, αναφέροντας το Γεγονός Ανωτέρας Βίας, 
που ισχυρίζεται ότι επήλθε, και τις συνέπειές του (στο 
βαθμό που θα μπορεί τότε ευλόγως να εξακριβωθεί). 

23.2.2 Εάν το Ελληνικό Δημόσιο αμφισβητεί την ε¬ 
πέλευση ενός Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή τις συνέ¬ 
πειές του, θα παραπέμπει για επίλυση το ζήτημα, σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία των άρθρων 38 και 39, εντός 
δεκατεσσάρων (14) ημερών από της λήψης της ειδο¬ 
ποίησης του Παραχωρησιούχου και εάν το Δημόσιο δεν 
παραπέμψει το ζήτημα για επίλυση, εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών, θα θεω¬ 
ρείται ότι έχει αποδεχθεί την ειδοποίηση του Παραχω¬ 
ρησιούχου. 

23.2.3 Μόλις είναι πρακτικώς δυνατόν το Ελληνικό 
Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος θα συναντηθούν για 
να συζητήσουν το Γ εγονός Ανωτέρας Βίας και τις 
συνέπειές του και, στο βαθμό που θα είναι τότε δυνατόν, 
να προσδιορίσουν τον αποτελεσματικότερο τρόπο για 
τη συνέχιση των Εργασιών ή της λειτουργίας του Μετρά. 

23.2.4 Σε περίπτωση που δεν μπορεί να προκύψει 
αμέσως αν το Γ εγονός Ανωτέρας Βίας θα καταστεί 
Ππρατεταμένο Γ εγονός Ανωτέρας Βίας (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 23.6.2) τα Μέρη (εκτός εάν συμφωνήσουν 
κάτι άλλο ή εάν οι Δανειστές καθορίσουν ή προβλέψουν 
κάτι άλλο) θα προβούν σε κάθε εύλογη ενέργεια για 
να συνεχίσουν το Έργο, με τη χρήση των ασφαλιστικών 
αποζημιώσεων και της τυχόν οφειλόμενης αποζημίωσης 
του Ελληνικού Δημοσίου. 

23.3 Οικονομική Ευθύνη του Παραχωρησιούχου 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23.6: 

(α) Στο βαθμό που ο Παραχωρησιούχος δυνάμει του 
άρθρου 22 έχει ασφαλίσει το Έργο κατά των συνεπειών 
Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, αυτός θα φέρει πς οικο¬ 
νομικές συνέπειες του ανωτέρω Γ εγονότος Ανωτέρας 
Βίας μέχρι τα ποσά που θα εισπραχθούν σύμφωνα με 
τα αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Σε περίπτωση που τα ποσά που θα έχουν ειαπραχθεί 
είναι μικρότερα των ποσών που είναι καταβλητέα, σύμ¬ 
φωνα με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ο Παραχωρησιού¬ 
χος, με ευθύνη και δαπάνες του, υποχρεούται να επι¬ 
διώξει την είσπραξη και του απολειπόμενου ποσού, με 
κάθε ένδικο μέσο, προσεπικαλών στις σχετικές δίκες 
και το Δημόσιο. Το Δημόσιο δικαιούται να ζητήσει την 
εκχώρηση σε αυτό, από τον Παραχωρησιούχο, της 
σχετικής απαίτησής του κατά της ασφαλιστικής εταιρίας, 
για το υπολειπόμενο κατά τα άνω ποσό. 

(β) Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο Παραχωρησιούχος θα 
φέρει τις οικονομικές συνέπειες οποιουδήποτε Γεγο- 
νότος Ανωτέρας Βίας, όταν και στο μέτρο που οι 


ανωτέρω συνέπειες είναι αποτέλεσμα μη συμμόρφωσής 
του με το Παράρτημα 1 της παρούσας. 

23.4 Οικονομική Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23.6, το Ελληνικό 

Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο για ο¬ 
ποιοσδήποτε Θετικές Ζημίες οποιουδήποτε Γ εγονότος 
Ανωτέρας Βίας, εκτός από εκείνα που βαρύνουν τον 
Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 23.3, ούτως 
ώστε: (ί) σε περίπτωση επέλευσης Γ εγονότος Ανωτέρας 
Βίας πριν την Περίοδο Λειτουργίας, το Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο θα καταβάλει στον Παραχωρησιούχο τις Θετικές 
Ζημίες, που αφορούν το εν λόγω Γ εγονός Ανωτέρας 
Βίας και (ϋ) σε περίπτωση επέλευσης Γ εγονότος Ανω¬ 
τέρας Βίας κατά την Περίοδο Λειτουργίας το Ελληνικό 
Δημόσιο θα αποζημιώσει, επίσης, τον Παραχωρησιούχο 
για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος από εισιτήρια 
(περιλαμβανομένης και της επιδότησης εισιτηρίου), σύμ- 
φοινα με τα προβλεπόμενα στο Χρηματοδοτικό Σχέδιο, 
αφαιρουμένων των ποσών των δαπανών στις οποίες 
δεν υποβλήθηκε ο Παραχωρησιούχος εκ της επελεύ- 
σεως του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, σε κάθε δε πε¬ 
ρίπτωση εντός είκοσι μίας (21) ημερών μετά το τέλος 
του ημερολογιακού μηνός, κατά τον οποίο ήταν πλη¬ 
ρωτέο το σχετικό ποσό. Σε περίπτωση διαφοράς, ως 
προς οιτοιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα παραπέμπεται 
προς επίλυση, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 
38 και 39. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα καταβάλει καμία 
αποζημίωση σε σχέση με τον ίδιο εξοπλισμό του Πα- 
ραχωρησιουχου, του Κατασκευαστή, του Διαχειριστή και 
των υπεργολάβων τους, στο βαθμό που οι επιπταισεις 
στον εξοπλισμό αυτόν, ως εκ του Γ εγονότος Ανωτέρας 
Βίας, αποζημιώνονται από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

23.5 Παράταση των προθεσμιών 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 23.6, εάν το Γ εγονός 
Ανωτέρας Βίας λάβει χώρα πριν την Ημέρα Λειτουργίας, 
οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 και 
άλλες επηρεαζόμενες προθεσμίες και η διάρκεια της 
Περιόδου Παραχώρησης θα παρατείνονται για χρονική 
περίοδο ίση με τη δυσμενή επίπτωση του Γ εγονότος 
Ανωτέρας Βίας στην κρίσιμη διαδρομή του διαγράμματος 
ΡΕΗΤ του Έργου, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται. 

23.6 Παρατεταμένο Γ εγονός Ανωτέρας Βίας 

23.6.1 Με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων δια¬ 
τάξεων της παρούσας Σύμβασης, σε περίπτωση οποιοσ¬ 
δήποτε Παρατεταμένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας (ό¬ 
πως ορίζεται στο άρθρο 23.6.2) οι Συμβαλλόμενοι, εντός 
δέκα (10) ημερών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου 
των τεσσάρων (4), έξι (6), εννέα (9) ή δώδεκα (12) 
μηνών, που ρναφέρονται ατό άρθρο 23.6.2, θα συνα¬ 
ντηθούν για να αποφασίσουν κατά πόσο, υπό το φως 
των μέχρι τότε συνεπειών του Γ εγονότος Ανωτέρας 
Βίας και των απάψεών τους σχετικά με τις μελλοντικές 
συνέπειες, μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με τα 
πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης του Γεγονότος Ανω¬ 
τέρας Βίας και συνέχισης της παρούσας Σύμβασης. Εαν 
οι Συμβαλλόμενοι δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός 
τριάντα (30) ημερών, από το τέλος της εν λόγω πε¬ 
ριόδου, οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους θα 
δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, με 
άμεσο αποτέλεσμα, με την παραλαβή της έγγραφης 
καταγγελίας. 

23.6.2 "Παρατεταμένο Γεγονός Ανωτέρας Βίας" ση¬ 
μαίνει Γ εγονός Ανωτέρας Βίας το οποίο διαρκεί ή οι 
επιπτώσεις του διαρκούν: 

(α) Επί μία συνεχή περίοδο άνω των εννέα (9) μηνών 
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σε περίπτωση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας που επέρχεται 
πριν την Ημέρα Λειτουργίας και κατά των συνεπειών 
του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει ασφαλιστεί σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 22. 

(β) Επί συνεχή περίοδο άνω των τεσσάρων (4) μηνών, 
σε περίπτωση οποιοσδήποτε άλλου Γεγονότος Ανωτέ¬ 
ρας Βίας, που επέρχεται πριν από την Ημέρα Λειτουρ¬ 
γίας. 

(γ) Επί μία συνεχή περίοδο άνω των δώδεκα (12) 
μηνών, σε περίπτωση Γ εγονότος Ανωτέρας Βίας που 
αρχίζει μετά την Ημέρα Λειτουργίας και κατά των 
συνεπειών του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει ασφα¬ 
λιστεί σύμφωνα με το άρθρο 22. 

(δ) Επί μία συνεχή περίοδο άνω των έξι (6) μηνών, 
σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου Γ εγονότος Ανωτέ¬ 
ρας Βίας που επέρχεται μετά την Ημέρα Λειτουργίας. 

23.7 Καταγγελία λόγω Παρατεταμένου Γ εγονότος 
Ανωτέρας Βίας 

Σε περίπτωση καταγγελίας δυνάμει του άρθρου 23.6., 
όπου καταγγέλον Μέρος είναι είτε ο Παραχωρησιούχος 
είτε το Ελληνικό Δημόσιο, εφαρμόζονται, κατ' αναλογία, 
οι διατάξεις του άρθρου 29.3 της παρούσας, με εξαίρεση 
την πμή του ΠΟΕ, το οποίο για το Σύνολο των Ιδίων 
Κεφαλαίων συμφωνείται ότι θα είναι μειωμένο κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με την απόδοση 
ΗΟΕ γ ~υ καθορίζεται στο άρθρο 29.3 της παρούσας. 

Σε περίπτωση που οι Δανειστές έχουν λάβει αποζη¬ 
μίωση και που οι μέτοχοι και οι χορηγοί των Δευτερο¬ 
γενών Δανείων έχουν ήδη εισπράξει τη σχετική επι¬ 
στροφή ή μεγαλύτερη, το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιού¬ 
ται να λάβει από τον Παραχωρησιούχο οποιαδήποτε 
ασφαλιστική αποζημίωση που δεν έχει ακόμα καταβάλει 
ο Παραχωρησιούχος, ως αποτέλεσμα του Γεγονότος 
Ανωτέρας Βίας. 

23.8 Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν 
αποζημιώσεις που θα καταβάλει ο Παραχωρησιούχος, 
εξαιτίας του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, στους τυχόν 
εκμεταλλευόμενους τις "άλλες εκμεταλλεύσεις" του άρ¬ 
θρου 3.1.3.4 και τις εντεύθεν ανώμαλης εξέλιξης των 
συμβατικών τους σχέσεων. 

23.9 Στο μέτρο που το Γεγονός Ανωτέρας Βίας είναι 
της οικονομικής ευθύνης του Δημοσίου και οι συνέπειές 
του δεν επιτρέπουν την κανονική λειτουργία του Μετρά, 
μπορεί να ζητηθεί η αποκατάσταση του Μετρό από τον 
Παραχωρησιούχο σε κατάσταση λειτουργίας με δαπάνες 
του Δημοσίου. 

23.10 Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλο- 
μένων, ως προς τη διάρκεια ή τις συνέπειες Γ εγονότος 
Ανωτέρας Βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού¬ 
σας, θα παραπέμπεται προς επίλυση κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 38 και 39. 

2.4. ΔΙ ΚΑΙ Ω ΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ¬ 
ΝΙΚΗΣ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

24.1 Ο Παραχωρησιούχος θα θέτει στη διάθεση του 
Ελληνικού Δημοσίου και οποιοσδήποτε αρμόδιας Δη¬ 
μόσιας Υπηρεσίας που θα υποδειχθεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο, χωρίς επιβάρυνσή τους, προκειμένου να χρη¬ 
σιμοποιηθούν σχετικά με το Εργο, όλα τα στοιχεία και 
τα Εγγραφα τα οποία αποκτώνται ή αποκτήθηκαν ή 
δημιουργήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο ή/και τα πρόσωπα για τα οποία αυτός 
ευθύνεται, για τον Εξειδικευμένο Σκοπό του άρθρου 
24 4.2. Ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει κάθε εύλογη 


προσπάθεια προκειμένου να θέσει στη διάθεση του 
Ελληνικού Δημοσίου ή οποιοσδήποτε Δημόσιας Υπη¬ 
ρεσίας όλα τα στοιχεία και Εγγραφα, που αποκτήθηκαν 
ή δημιουργήθηκαν, από οποιονδήποτε τρίτο, για τους 
σκοπούς του Έργου. Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται 
να κάνει χρήση των στοιχείων και Εγγράφων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο 24.1, για τους σκοπούς 
του Έργου. Όπου ο Παραχωρησιούχος επιθυμεί να 
χρησιμοποιήσει τα στοιχεία και Έγγραφα αυτά, για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα το πράττει μόνον κατόπιν 
της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Ελληνικού 
Δημοσίου. 

24.2 Ο Παραχωρησιούχος δύναται να χρησιμοποιεί, 
για τους σκοπούς του Έργου, όλα τα στοιχεία ή Έγ¬ 
γραφα τα οποία αποκτώνται ή αποκτήθηκαν ή δημιουρ- 
γήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από το Ελληνικό 
Δημόσιο ή για λογαριασμό του για τους σκοπούς του 
Εργου, υπό τους όρους που ήθελε ορίσει το Ελληνικό 
Δημόσιο. 

24.3 Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέω¬ 
ση να συνάπτει όλες τις αναγκαίες συμβάσεις (εφόσον 
δύναται νομίμως να πράξει τούτο), ώστε να έχει πλήρη 
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί όλων των στοι¬ 
χείων και Εγγράφων που δημιουργούνται από αυτόν 
ή/και από τα πρόσωπα για τα οποία αυτός ευθύνεται 
ή για λογαριασμό αυτών για τον Εξειδικευμένο Σκοπο 
του άρθρου 24.4.2, από της δημιουργίας τους, ή ανέκ¬ 
κλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, χωρίς υπο¬ 
χρέωση καταβολής δικαιωμάτων, άδεια (με δικαίωμα 
περαιτέρω άδειας) να αντιγράφει, αναπαράγει, τροπο¬ 
ποιεί και χρησιμοποιεί για τον Εξειδικευμένο Σκοπό, 
όλα τα ανωτέρω στοιχεία και Έγγραφα. 

24.4 Αδειες 

24.4.1 Ο Παραχωρησιούχος δια της παρούσας χορηγεί 
(εφόσον δύναται νομίμως να πράξει τούτο) στο Ελληνικό 
Δημόσιο ανέκκλητη, μη αποκλειστική και μεταβιβάσιμη, 
χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, άδεια (με 
δικαίωμα περαιτέρω άδειας) να αντιγράφει, αναπαράγει, 
τροποποιεί, μεταφράζει και χρησιμοποιεί, για το σκοπό 
που ρητώς ορίζεται παρακάτω (ο Έξειδικευμένος Σκο¬ 
πός"), οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτη¬ 
σίας, που ενδεχομένως ανήκουν ή μπορεί να παραχω- 
ρηθούν στον Παραχωρησιούχο και τη χρήση των οποίων 
θα δύναται να ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο για τον 
Εξειδικευμένο Σκοπό. Ο Παραχωρησιούχος συμφωνεί 
να χορηγήσει στο Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δύναται 
νομίμως να πράξει τούτο) ανέκκλητη, μη αποκλειστική 
και μεταβιβάσιμη άδεια, χωρίς υποχρέωση καταβολής 
δικαιωμάτων (με δικαίωμα περαιτέρω άδειας), για να 
αντιγράφει, αναπαράγει, τροποποιεί, μεταφράζει και 
χρησιμοποιεί για τον Εξειδικευμένο Σκοπό οποιαδήποτε 
έργα, επί των οποίων τα δικαιώματα δυνατόν να απο¬ 
κτηθούν κατά κυριότητα από τον Παραχωρησιούχο ή 
για τα οποία χορηγήθηκε άδεια χρήσης - εκμετάλλευσης 
στον Παραχωρησιούχο, μετά την ημερομηνία της πα¬ 
ρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε 
τέτοια Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας ανήκουν σε 
τρίτο, ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλλει κάθε εύλογη 
προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει την απόκτηση 
τέτοιας άδειας, με όρους που του επιτρέπουν την 
ελεύθερη αναπαραγωγή, μετάφραση, και χρήση των 
δικαιωμάτων αυτών από τον ίδιο ή το Ελληνικό Δημόσιο 
για τον Εξειδικευμένο Σκοπό. 

Ο Εξειδικευμένος Σκοπός είναι η μελέτη, κατασκευή, 
ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουρ- 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1531 


για, διαχείριση ή και ανάπτυξη του Μετρά από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή 
οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο 
έχει υπογράψει σύμβαση ανάπτυξης για το σκοπό αυτόν 
ή για οποιονδήποτε άλλο συνδεόμενο με το Έργο 
σκοπό μετά τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας ή την 
καταγγελία της Σύμβασης, καθώς και οποιοσδήποτε 
άλλος συνδεόμενος με το Έργο σκοπός. Ρητά σσμ- 
φωνείται ότι αναφορικά με το τροχαίο υλικό και τα 
συστήματα σήμανσης, σηματοδότησης, αυτοματισμών, 
τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροδότησης και έκδοσης/ακύρω¬ 
σης εισιτηρίων, ο Εξειδικευμένος Σκοπός περιορίζεται 
στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή αυτών, καθώς και 
στην εκπαίδευση προσωπικού. 

24.5 Τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και ο Παραχω- 
ρησιούχος συμφωνούν να συντάξουν ή εκπονήσουν ή 
να εξασφαλίσουν τη σύνταξη των αναγκαίων στοιχείων, 
εγγράφων κ.λπ. και να πράξουν κάθε π που είναι 
αναγκαίο για να τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 
αυτού. 

24.6 Ο Παραχωρησιούχος θα αποζημιώσει το Ελληνικό 
Δημόσιο και κάθε δημόσια επιχείρηση για κάθε απώλεια, 
κόστος, δαπάνη ή και ζημία που θα υποστεί ή στην 
οποία θα υποβληθεί από οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή, 
απαίτηση και διαδικασία κατά αυτών, λόγω οποιοσδήποτε 
παράβασης Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας, που 
αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 24.4.1 του πα¬ 
ρόντος άρθρου. 

Σε περίπτωση που εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση ε¬ 
ναντίον του Ελληνικού Δημοσίου ή δημόσιας επιχείρη¬ 
σης, στα πλαίσια της Σύμβασης αυτής, για παραβίαση 
δικαιωμάτων Πνευματικής (ή Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας 
τρίτου, ο Παραχωρησιούχος θα συνδράμει το Ελληνικό 
Δημόσιο ή τη δημόσια επιχείρηση, και θα καταβάλει την 
αποζημίωση, η οποία τυχόν θα επιδικαστεί στον τρίτο, 
υπό την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα 
ειδοποιεί αμέσως τον Παραχωρησιούχο εγγράφως για 
την αξίωση που θα έχει εγερθεί εναντίον του και θα 
παρέχει στον Παραχωρησιούχο όλες τις αναγκαίες πλη¬ 
ροφορίες, καθώς και κάθε εύλογη συνδρομή. 

Σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων Πνευματικής (ή 
Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας από τρίτους κατά του Πα- 
ραχωρησιούχου, αυτός δύναται με δαπάνες του, είτε: 

(α) να τροποποιεί το αντικείμενο των Δικαιωμάτων 
Πνευματικής (ή Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας, ώστε να 
παύσουν να παραβιάζονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε 

(β) να μεριμνά για την παραχώρηση στο Ελληνικό 
Δημόσιο άδειας για τη συνέχιση της χρήσης τους. 

24.7 Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα παραμένουν 
σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή λήξη της 
Σύμβασης αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό. 

24.8 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος παραμένει κύριος 
των Δικαιωμάτων του, Πνευματικής (και Βιομηχανικής) 
Ιδιοκτησίας, τα οποία αφορούν το Έργο. 

25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ Σ 

25.1 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής και 
της Περιόδου Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος θα πα¬ 
ρέχει στην Υπηρεσία τα απαιτούμενα έγγραφα και πλη¬ 
ροφορίες για το Έργο. 

25.2 Η παροχή οποιοσδήποτε εγκρίσεως από την 
Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Παραχωρησιούχο από 
τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτήν 


ούτε συνιστά, με οποιονδήποτε τρόπο, αποδοχή της 
επάρκειας ή της ακρίβειας οποιωνδήποτε στοιχείων, 
εκτός εάν τα στοιχεία αυτά συνιστούν συμμόρφωση του 
Παραχωρησιούχου σε έγγραφες υποδείξεις της Υπη¬ 
ρεσίας και παρά τις προηγούμενες έγγραφες αντιρρή¬ 
σεις του. 

25.3 Καθ'όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των Εργα¬ 
σιών, ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στην Υπηρεσία 
ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες αναφορικά με τις 
Εργασίες και τα γεγονότα που επηρεάζουν την εκτέλεση 
των Εργασιών. 

25.4 Ο Παραχωρησιούχος θα αναφέρει αμέσως στην 
Υπηρεσία όλα τα συμβάντα που επηρεάζουν ή δύνανται 
να επηρεάσουν την εκτέλεση των Εργασιών. 

25.5 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατασκευής και 
της Περιόδου Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος θα πα¬ 
ρέχει στην Υπηρεσία τις απαιτούμενες πληροφορίες. 
Ο Παραχωρησιούχος θα επικαιροποιεί το Χρηματοδοτικό 
Σχέδιο του Παραρτήματος 3, τουλάχιστον μία φορά ανά 
ημερολογιακό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματι¬ 
κές συνθήκες της περιόδου που μεσολάβησε από την 
προηγούμενη επικαιροποίηση (μέση ετήσια μεταβολή 
του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, δείκτης πληθω¬ 
ρισμού (ΕυΠ 15) για ΕΟϋ, συναλλαγματικές ισοτιμίες 
κ.λπ.). Το επικαιροποιημένο, κατά τα ως άνω. Χρημα¬ 
τοδοτικό Σχέδιο θα γνωστοποιείται στο Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο και θα επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρ¬ 
τημα 3. 

25.6 Οικονομικές Εκθέσεις 

25.6.1 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
και Εκθέσεων 

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
υποβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους: 

(ί) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του, που 
περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρή- 
σεως και την ανάλυση των καθαρών μερισμάτων που 
εισέπραξαν οι μέτοχοι, 

(ίί) την έκθεση των ελεγκτών επί των οικονομικών 
καταστάσεων, με τις τυχόν παρατηρήσεις τους, 

(ίϋ) έκθεση - δήλωση για τις πηγές χρηματοδότησης 
και διάθεσης των πόρων, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που χρησιμοποιεί ο Παραχωρησιούχος, 

(ίν) το ενημερωμένο και ελεγμένο Χρηματοδοτικό 
Σχέδιο. 

25.6.2 Υποβολή άλλων Εκθέσεων ή Πληροφοριακών 
Στοιχείων 

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός εξήντα (60) 
ημερών από την 1η Ιανουάριου και την 1η Ιουλίου κάθε 
έτους, τους λογαριασμούς διαχείρισης, συνοδευόμενους 
από οποιαδήποτε υπομνήματα ή παρατηρήσεις. 

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο ή στην Ευρωπαϊκή Ε¬ 
πιτροπή οποιεσδήποτε οικονομικές πληροφορίες και 
στοιχεία τα οποία απαιτείται να δώσει, σύμφωνα με 
τους όρους των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων (για πα¬ 
ράδειγμα, ποσοστά κάλυψης εξυπηρέτησης δανείων και 
ποσά σε οποιονδήποτε αποθεματικό λογαριασμό για 
εξυπηρέτηση δανείων). 

Ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο έκθεση για τις δραστηριότητες του προηγούμενου 
έτους και χρηματοδοτικό και επιχειρησιακό προϋπολο¬ 
γισμό για το επόμενο έτος. 
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25.6.3 Λογιστικοί Έλεγχοι 

Ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσλάβει ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, διε¬ 
θνούς φήμης, η οποία θα ελέγχει τους λογαριασμούς 
του Παραχωρησιούχου και θα προετοιμάζει έκθεση, τα 
συνοπτικά στοιχεία της οποίας θα χορηγεί στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 

Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να προβαίνει με 
δαπάνες του στον έλεγχο των βιβλίων και οικονομικών 
καταστάσεων του Παραχωρησιούχου, είτε δι' οργάνων 
του είτε μέσω ανεξάρτητης εταιρείας ορκωτών λογι¬ 
στών, υπό την προϋπόθεση ότι οι έλεγχοι αστοί θα 
πραγματοποιούνται κατά χρονικά διαστήματα, τα οποία 
δεν θα παρεμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Πα- 
ραχωρησιουχου και μετά από έγκαιρη ειδοποίησή του. 

26^ ΕΜ ΠΙΣΤΕ Υ Τ ΙΚ ΟΤ ΗΤΑ 

Τα Μέρη δεν δεσμεύονται από υποχρεώσεις εμπι¬ 
στευτικότητας σε ό,τι αφορά την παροχή στοιχείων και 
πληροφοριών για το Έργο, θα πρέπει όμως να τηρούν 
σε σχέση με το θέμα αυτό τις αρχές και την πρακτική 
που συνήθως ακολουθούνται σε παρόμοιες συμβάσεις. 

27. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

27.1 Ο Παραχωρησιούχος καθ' όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης Παραχώρησης δικαιούται ελευθέριος και χωρίς 
περιορισμούς να εκχωρεί, εν όλω ή εν μέρει, στους 
Δανειστές οποιοδήποτε των δικαιωμάτων του, που α¬ 
πορρέει απο την παρούσα, και το δικαίωμα να εισπράτ¬ 
τουν τα έσοδα από εισιτήρια και την επιδότηση εισι¬ 
τηρίων του άρθρου 15 της παρούσας και τα έσοδα από 
τις άλλες εκμεταλλεύσεις του Έργου του άρθρου 3.1.3.4 
της παρούσας. 

27.2 Η εκχώρηση αυτή γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο 
και καθίσταται έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου μετά την σε αυτό κοινοποίηση των 
σχετικών με την εκχώρηση εγγράφων. 

27.3 Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του ν. 4694/1930 
εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και στην παρούσα καθ' 
όλη τη διάρκεια αυτής. 

27.4 Κατά την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, η 
εκτέλεση του συνόλου ή τμημάτων του Έργου από τον 
Κατασκευαστή ή το Διαχειριστή ή τους υπεργολάβους, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της 
παρούσας, ακόμη και αν οι ως άνω μεταβλήθηκαν κατά 
την εταιρική μορφή τους ή διευρύνθηκαν κατά συμμε¬ 
τοχή ή συγχωνεύθηκαν με άλλον ή συνέστησαν κοινο¬ 
πραξία με άλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα¬ 
ρούσας, δεν θεωρείται εκχώρηση του Έργου ή υποκα¬ 
τάσταση του Παραχωρησιούχου. 

27.5 Κάθε μέλος του Κατασκευαστή δύναται να εκ¬ 
χωρήσει σε θυγατρική εταιρεία μέρος ή το σύνολο των 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση 
Κατασκευής. Η εκχώρηση είναι δυνατή μόνο μετά από 
προηγούμενη έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, την 
οποία δεν θα αρνείται χωρίς εύλογη αιτία. Η εκχώρηση 
αυτή θα ισχύει μετά τη γνωστοποίησή της σε όλα τα 
Μέρη. 

28. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

28.1 Μεταβολή στην Κείμενη Νομοθεσία, η οποία 
επιφέρει π^ν εφαρμογή των κατωτέρω παραγράφων 

28.2 και 28 3 της παρούσας, είναι εκείνη η οποία: 

28.1.1 επηρεάζει, ουσιωδώς και δυσμενώς, τη μελέτη 
και την κατασκευή των Εργασιών, με την έννοια της 


αύξησης της δαπάνης, 

28.1.2 επηρεάζει ουσιωδώς και δυσμενώς τη δαπάνη 
για Λειτουργία και Συντήρηση του Μετρό ή 

28.1.3 εισάγει ουσιώδεις διακρίσεις εις βάρος των 
χρηστών του Μετρό και/ή του Παραχωρησιούχου και/ή 
εις βάρος οποιωνδήποτε εκμεταλλευόμενων παρόμοια 
συγκοινωνιακά μέσα γενικώς στην Ελλάδα προσώπων. 

28.1.4 τροποποιεί ουσιωδώς τη φορολογική νομοθεσία 
(με εξαίρεση τη φορολογία εισοδήματος), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι οποιοσδήποτε μεταβολές στη φο¬ 
ρολογία εισοδήματος δεν θα αφορούν ειδικώς το συ¬ 
γκεκριμένο μεταφορικό μέσο ή το συγκεκριμένο Έργο), 

28.1.5 τροποποιεί ουσιωδώς και δυσμενώς την Κείμενη 
Νομοθεσία σχετικά με ελέγχους συναλλάγματος ή ε¬ 
λέγχους μεταφοράς κεφαλαίων που σχετίζονται με το 
Έργο. 

28.2 Για όση περίοδο η παραγωγή και παροχή του 
ηλεκτρικού ρεύματος ελέγχεται τιμολογιακά από το 
Ελληνικό Δημόσιο, Μεταβολή της Κείμενης Νομοθεσίας 
θα θεοτρείται και μία ουσιαστική μεταβολή της τιμής του 
ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτή προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα 3, η οποία επιφέρει τις συνέπειες του 
άρθρου 28.1.2 της παρούσας. Ως ουσιαστική μεταβολή 
της ως άνοτ τιμής θα θεωρείται μία αύξηση της τιμής 
του ρεύματος που θα υπερβαίνει την αναθεώρηση του 
άρθρου 6.5.2 της παρούσας. 

28.3 Υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εάν η Μεταβολή 
στην Κείμενη Νομοθεσία επέλθει πριν την Ημέρα Λει¬ 
τουργίας, οι προθεσμίες που ορίζονται στα άρθρα 7 και 
8 και η Περίοδος Παραχώρησης θα παραταθούν κατα 
χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί στην καθυστέρηση 
που προκλήθηκε στην κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδια¬ 
γράμματος των Εργασιών, όπως αυτό επικαιροποιείται. 
ανά διαστήματα, συνέπεια της εν λόγω Μεταβολής στην 
Κείμενη Νομοθεσία, και το Ελληνικό Δημόσιο θα απο¬ 
ζημιώσει τον Παραχωρησιούχο για τις Θετικές Ζημίες, 
σχετικά με τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συ¬ 
ντήρηση, για οποιοσδήποτε πρόσθετες δαπάνες του 
Παραχωρησιούχου και πρόσθετα έξοδα χρηματοδότη¬ 
σης ή/και δανεισμού που προκλήθηκαν συνέπεια της 
εν λόγω Μεταβολής στην Κείμενη Νομοθεσία. 

28.4 Εάν η Μεταβολή στην Κείμενη Νομοθεσία επέλθει 
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, το Ελληνικό 
Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο για τις 
Θετικές του Ζημίες που σχετίζονται με την ανωτέρω 
μεταβολή (χρησιμοποιώντας το Χρηματοδοτικό Σχέδιο 
ως βάση υπολογισμού), σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι 
μίας (21) ημερών μετά το τέλος του ημερολογιακού 
μήνα κατά τον οποίο ήταν πληρωτέα τα αντίστοιχα 
ποσά, βάσει τοιν άρθρων 28.2 και 28.3. Σε περίπτωση 
διαφοράς, ως προς οποιοδήποτε τέτοιο ποσό, αυτή θα 
παραπέμπεται στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, σύμ¬ 
φωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του άρθρου 
38 και 39 της παρούσας, εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από τη γνωστοποίηση της διαφοράς στο άλλο Μέρος. 

29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΠΑ- 

ΕΑΧΩΕΰΣΙΩϊΧα 

29.1 Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα, 
μόνοι λόγοι καταγγελίας σε βάρος του Ελληνικού Δη¬ 
μοσίου είναι οι εξής: 

29.1.1 μη παραχώρηση στον Παραχωρησιούχο των 
δικαιωμάτων του άρθρου 5 της παρούσας, εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, 

29.1.2 μη καταβολή στον Παραχωρησιούχο, από το 
Ελληνικό Δημόσιο οφειλόμενων, σύμφωνα με τις προ- 
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βλέψεις της παρούσας, πληρωμών κατά τα άρθρα 18.2.1 
και 18.2.2 της παρούσας εντός των προθεσμιών που 
προβλέπονται στα άρθρα αυτά, 

29.1.3 μη εκπλήρωση των λοιπών υποχρεώσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπονται από το άρθρο 

3.1.3 της παρούσας ή διακοπή της κατασκευής ή της 
λειτουργίας του Έργου, σύμφωνα με την παράγραφο 
18.1.5 της παρούσας, 

29.1.4 παράβαση ουσιωδών υποχρεώσεων από το 
Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της οποίας ο Παραχωρησιού- 
χος δεν έχει δικαιολογημένο συμφέρον στην περαιτέρω 
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 

29.2 Σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας 
των παραγράφων 29,1.1 και 29.1.3 ο Παραχωρησιούχος 
δύναται να αποστείλει στο Ελληνικό Δημόσιο ειδοποίηση 
που θα προσδιορίζει την αθέτηση των υποχρεώσεων 
του Ελληνικού Δημοσίου και σε περίπτωση που η αθέ¬ 
τηση επιδέχεται επανόρθοιση δύναται να απαιτήσει από 
το Ελληνικό Δημόσιο να επανορθώσει την αθέπιση, 
εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) μηνών ή 
εντός και μακρότερης περιόδου που ορίζει ο ίδιος. Εάν 
η ανωτέρω αθέτηση δεν είναι επιδεκτική επανόρθωσης 
ή εάν η ανωτέρω αθέτηση είναι επιδεκτική επανόρθω¬ 
σης, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει προβεί σε 
ενέργειες, ώστε να αποκατασπ'ισει την αθέτηση αυτήν, 
εντός της ανωτέρω περιόδου, ο Παραχωρησιούχος 
δύναται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 
38 και 39 της παρούσας, να καταγγείλει τη Σύμβαση 
με γραπτή ειδοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο και στην 
Εκπρόσωπο Τράπεζα. Σε περίπτωση συνδρομής του 
λόγου καταγγελίας της παρ. 29.1.4 ο Παραχωρησιούχος 
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση ειδοποιώντας εγ- 
γράφως το Ελληνικό Δημόσιο και την Εκπρόσωπο Τρά¬ 
πεζα, με την προϋπόθεση ότι ο Παραχωρησιούχος θα 
έχει παραπέμψει το θέμα απευθείας σε διαιτησία, σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 39, εντός προθεσμίας σαράντα (40) 
ημερών από τη λήξη της ανωτέρω αναφερθείσας πε¬ 
ριόδου των τριών (3) μηνών και με την προϋπόθεση 
ότι το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι υφί- 
σταται βάσιμος λόγος καταγγελίας εκ μέρους του Πα- 
ραχωρησιούχου, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Στην περί¬ 
πτωση αυτήν τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστη¬ 
ρίου να εκδοθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
την παραπομπή σε αυτά της υποθέσεως. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας, κατά 
τα ανωτέρω, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις. 

29.3 Στην περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από 
τον Παραχωρησιούχο, λόγω συνδρομής κάποιου από 
τους λόγους της παρ. 29.1 του παρόντος άρθρου, το 
Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στον Παραχω¬ 
ρησιούχο ως αποζημίωση τα εξής: 

α) Τα οφειλόμενα ποσά, που δεν έχουν ακόμη πλη¬ 
ρωθεί από τον Παραχωρησιούχο προς τον Κατασκευα¬ 
στή ή το Διαχειριστή, με βάση τις σχετικές Συμβάσεις, 
πριν ή λόγω της καταγγελίας ή σε σχέση με αυτήν. 

Επίσης τα οφειλόμενα ποσά που δεν έχουν πληρωθεί 
από τον Παραχωρησιούχο, προς οποιονδήποτε τρίτο, 
με βάση τις σχετικές συμβάσεις, πριν ή λόγω της 
καταγγελίας ή σε σχέση με αυτήν, υπό την προϋπόθεση 
όπ οι συμβάσεις αυτές με τους τρίτους κοινοποιήθηκαν 
στην Υπηρεσία, αμέσως μετά την υπογραφή τους και 
η Υπηρεσία δεν διατύπωσε εύλογες αντιρρήσεις εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή 
τους ως προς τη συμβατότητά τους με την παρούσα 
και ως προς οποιαδήποτε ρύθμιση, που συνιστά διάκριση 


αε βάρος του Δημοσίου, σε περίπτωση καταγγελίας η 
διακοπής της Σύμβασης. 

β) Το αναπόσβεστο ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων του 
Παραχωρησιούχου που έχει επενδυθεί στο Έργο. 

γ) Αποζημίωση ώστε η απόδοση του καταβεβλημένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου (ΠΟΕ) να είναι ίση με την ανα¬ 
μενόμενη απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, υπολογι¬ 
ζόμενη με κυκλοφοριακό φόρτο επιβατών σαράντα (40) 
εκατομμυρίων ετησίως ή με τον πραγματικό κυκλοφο- 
ριακό φόρτο, αν αυτός είναι μεγαλύτερος των οαράντα 
(40) εκατομμυρίων επιβατών ετησίως. 

δ) Αποζημίωση ώστε η απόδοση (ΠΟΕ) των εκτα- 
μιευθέντων Δευτερογενών Δανείων να είναι ίση με την 
αναμενόμενη απόδοση των Δευτερογενών Δανείων υ¬ 
πολογιζόμενη με κυκλοφοριακό φόρτο επιβατών σαρά¬ 
ντα (40) εκατομμυρίων ετησίως ή με τον πραγματικό 
κυκλοφοριακό φόρτο αν αυτός είναι μεγαλύτερος των 
σαράντα (40) εκατομμυρίων επιβατών ετησίως. 

Επιπλέον το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στους 
Δανειστές όλα τα ποσά που είναι ληξιπρόθεσμα και 
απαιτητά και δεν έχουν ακόμα καταβληθεί πριν από ή 
ως αποτέλεσμα της ή σε σχέση με την καταγγελία της 
Σύμβασης, βάσει των Χρηματοδοτικών Συμβάσεων. 

29 4 Από της καταγγελίας όλα τα παραπάνω ποσά 
καθίστανται ληξιπρόθεσμα και με την επιφύλαξη των 
άρθρων 38 και 39 της παρούσας το Ελληνικό Δημόσιο 
αποκτά όλα τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου επί 
των Εργασιών ή και του Μετρό, του Εργοταξίου, των 
Εγγράφων της Κινητής Περιουσίας και τις απαιτήσεις 
εκ των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, για βλάβες του 
έργου που δεν έχουν αποκατασταθεί, ο δε Παραχω¬ 
ρησιούχος από την ίδια ημερομηνία στερείται όλων των 
δικαιωμάτων του επί της Σύμβασης αυτής. 

Ο Παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει στο Δη¬ 
μόσιο ασφαλιστικές αποζημιώσεις που εισέπραξε για 
ζημίες στο έργο, που δεν αποκαταστάθηκαν μέχρι την 
ημερομηνία π-|ς καταγγελίας. 

29 5 Υπό την προϋπόθεση ότι το Ελληνικό Δημόσιο 
θα έχει αναλάβει την εκπλήρωση όλων των πιο πάνω 
υποχρεώσεων, θα δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να 
ανανεώσει τη Σύμβαση Κατασκευής του Εργου με τους 
ίδιους όρους. Προς εκπλήρωση του όρου αυτού ο 
Παραχωρησιούχος οφείλει να περιλάβει σχετικό όρο 
στην αντίστοιχη Σύμβαση. 



30.1 Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα, 
λόγοι καταγγελίας εις βάρος του Παραχωρησιούχου 
είναι οι εξής: 

30.1.1 Η επέλευση Κατάστασης Αφερεγγυότητας 
στον Παραχωρησιούχο (εκτός από τις περιπτώσεις συγ¬ 
χώνευσης ή ανασυγκρότησης υπό όρους που έχουν 
προηγουμένως εγκριθεί εγγράφως από το Ελληνικό 
Δημόσιο), με εξαίρεση την περίπτωση που προκύπτει 
ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με γεγονός ή περίσταση 
για την οποία δεν φέρει ευθύνη ο Παραχωρησιούχος, 
κατά την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των 
Γεγονότων Ανωτέρας Βίος). 

30.1.2 Η αδυναμία του Παραχωρησιούχου να καταβάλει 
στον Κατασκευαστή ή το Διαχειριστή τα ποσά που του 
οφείλονται κατά τη Σύμβαση Κατασκευής, καθώς και 
Λειτουργίας και Συντήρησης, με εξαίρεση την περίπτωση 
που η αδυναμία αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ή σε 
σχέση με γεγονός ή περίσταση για την οποία δεν φέρει 
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ευθύνη ο Παραχωρησιούχος κατά την παρούσα Σύμβαση 
(συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων Ανωτέρας Βίας). 

30.1.3 Η υπαίτια εγκατάλειψη της μελέτης και κατα¬ 
σκευής του Έργου, επί συνεχές διάστημα άνω των 
τριών (3) μηνών ή της λειτουργίας και συντήρησης του 
Μετρά επί συνεχές διάστημα άνω του ενός (1) μηνάς) 
με εξαίρεση την περίπτωση που η εγκατάλειψη αυτή 
προκύπτει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με γεγονός ή 
περίσταση για την οποία δεν ψέρει ευθύνη ο Παραχω¬ 
ρησιούχος κατά την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβα¬ 
νομένων των Γεγονότων Ανωτέρας Βίας). 

30.1.4 Η αδυναμία του Παραχωρησιούχου να επιτύχει 
μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας μία μέση μηνιαία 
διαθεσιμότητα για οποιοδήποτε έτος λειτουργίας ίση ή 
μεγαλύτερη του 0,98, παρά τις επανειλημμένες προει¬ 
δοποιήσεις του Δημοσίου, με εξαίρεση την περίπτωση 
που η αδυναμία αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα ή σε 
σχέση με γεγονός ή περίσταση για την οποία δεν ψέρει 
ευθύνη ο Παραχωρησιούχος κατά την παρούσα Σύμβαση 
(συμπεριλαμβανομένων των Γ εγονότων Ανωτέρας Βί¬ 
ας). 

30.1.5 Η αδυναμία του Παραχωρησιούχου να επιτύχει 
μετά το δεύτερο έτος λειτουργίας, μία μέση μηνιαία 
διαθεσιμότητα επί διάστημα έξι (6) διαδοχικών μηνών 
ίση ή μεγαλύτερη του 0,90, παρά τις επανειλημμένες 
προειδοποιήσεις του Δημοσίου, με εξαίρεση την περί¬ 
πτωση που η αδυναμία αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα 
ή σε σχέση με γεγονός ή περίσταση για την οποία δεν 
ψέρει ευθύνη ο Παραχωρησιούχος κατά την παρούσα 
Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Γ εγονότων Ανω¬ 
τέρας Βίας). 

30.1.6 Η συνέχιση της λειτουργίας του Μετρό, κατά 
τρόπο που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των 
χρηστών, παρά τη σχετική περί διακοπής της λειτουρ¬ 
γίας έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, με υπαιτιότητα 
του Παραχωρησιούχου. 

30.1.7 Η μεταβίβαση μετοχών του Παραχωρησιούχου 
από τους μετόχους του και η τροποποίηση του κατα¬ 
στατικού του Παραχωρησιούχου, κατά παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 14. 

30.1.8 Η παράβαση εκ μέρους του Παραχωρησιούχου 
να τηρήσει τις ουσιώδεις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να μην έχει δικαιολογημένο 
συμφέρον να συνεχίσει την εκτέλεση της συμβάσεως. 

Κατά την περίοδο Λειτουργίας οι μόνοι λόγοι καταγ¬ 
γελίας κατά το άρθρο αυτό θα είναι αυτοί που ορίζονται 
στα άρθρα 30.1.1, 30.1.2, 30.1.3, 30.1.4, 30.1.5, 30.1.6 
και 30.1.7. 

30.2 Σε περίπτωση συνδρομής λόγου καταγγελίας το 
Ελληνικό Δημόσιο θα αποστείλει στον Παραχωρησιούχο 
ειδοποίηση, την οποία θα κοινοποιήσει και στην Εκ¬ 
πρόσωπο Τράπεζα, που θα προσδιορίζει το είδος της 
αθέτησης και σε περίπτωση που η αθέτηση επιδέχεται 
επανόρθωση, θα απαιτήσει από τον Παραχωρησιούχο 
να επανορθώσει την αθέτηση εντός περιόδου όχι μι¬ 
κρότερης των τριών (3) μηνών ή εντός και μακρότερης 
περιόδου που ορίζει το ίδιο. Με την ίδια ειδοποίηση 
θα δηλώνεται η πρόθεση του Δημοσίου να καταγγείλει 
τη Σύμβαση, σύμφωνα με την παρ. 30.4. του παρόντος 
άρθρου. 

30.3 Αν η ανωτέρω αθέτηση δεν είναι επιδεκτική 
επανόρθωσης ή εάν η ανωτέρω αθέτηση είναι επιδεκτική 
επανόρθωσης αλλά ο Παραχωρησιούχος δεν έχει προβεί 
στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να αποκαταστήσει την 
αθέτηση αυτή εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή εάν, 
αρχομένων των ενεργειών του Παραχωρησιούχου για 


επανόρθωση της αθέτησης, ο Παραχωρησιούχος εγκα- 
ταλείψει τις ενέργειες αυτές και εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών, από την ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου 
για επανέναρξη τέτοιων ενεργειών, δεν προβεί σε 
τέτοιες ενέργειες επανόρθωσης ή δεν υιοθετήσει νέες 
ενέργειες με σκοπό την επανόρθωση της αθέτησης η 
οι Δανειστές δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για 
υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 32, τότε το Ελληνικό Δημόσιο: 

ί) Στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 30.1.1., 
30.1.2, 30.1.3, 30.1.5, 30.1.6 και 30.1.7 δύναται να 
καταγγείλει αμέσως τη Σύμβαση Παραχώρησης, ειδο¬ 
ποιώντας εγγράφως τον Παραχωρησιούχο και την Εκ¬ 
πρόσωπο Τράπεζα. 

ϋ) Σε περίπτωση συνδρομής του λόγου καταγγελίας 
του άρθρου 30.1.4 ή του άρθρου 30.1.8 για την Περίοδο 
Κατασκευής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Παρα¬ 
χώρησης, ειδοποιώντας εγγράφως τον Παραχωρησιού¬ 
χο και την Εκπρόσωπο Τράπεζα, με την προϋπόθεση 
ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει παραπέμψει το θέμα 
απευθείας σε διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 39, εντός 
σαράντα (40) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω ανα- 
φερθείσας περιόδου των τριών (3) μηνών και εφόσον 
το Διαιτητικό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι υφίσταται 
βάσιμος λόγος καταγγελίας εκ μέρους του Δημοσίου, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη 
θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η α¬ 
πόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου να εκδοθεΐ εντός 
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε 
αυτό της υποθέσεως. 

Σε περίπτωση καταγγελίας σε βάρος του Παραχω¬ 
ρησιούχου θα έχει εφαρμογή το άρθρο 31. 

30.4 Κατά την κοινοποίηση της καταγγελίας που 
προβλέπεται από το άρθρο 30.3, κατά τη διάρκεια της 
Περιόδου Λειτουργίας, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται 
να απαιτήσει από τον Παραχωρησιούχο και ο Παραχω¬ 
ρησιούχος υποχρεούται να αναλάβει τη συνέχιση της 
λειτουργίας του Μετρό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Σύμβασης, για μία περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία θα 
αρχίζει από την ημερομηνία της κοινοποίησης, και την 
εκπαίδευση προσωπικού το οποίο θα αναλάβει για λο¬ 
γαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου τη λειτουργία και 
συντήρηση του Μετρό, μετά τη διάρκεια της περιόδου 
των έξι (6) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός 
των ατόμων που θα εκπαιδευτούν δεν θα είναι μεγα¬ 
λύτερος των είκοσι πέντε (25). 

Εάν το Ελληνικό Δημόσιο απαιτήσει τα ανωτέρω, η 
καταγγελία της Συμβάσεως δεν θα επέλθει πριν τη 
λήξη της εν λόγω περιόδου των έξι (6) μηνών. 

Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν απαιτήσει τα ανωτέρω, 
η καταγγελία της Συμβάσεως θα επέλθει με την πα¬ 
ραλαβή από τον Παραχωρησιούχο της κοινοποιήσεως 
της καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 30.3. 

3ΐ^^ΝΕΙ1ΕΙΕΣ.ΙΗ1ΜΙΑΓΓ·ΕΛΙΑ1Τ^ΣΙ·ΥΜΒΑΣΰΙ 
ΑΠΟ. ΙΩ-ΕΛΔΗΝ1ΚΩ. ΔΗΜ0Σ1Ω_£1Ι .ΒΑΡΟΣ. ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΥ 

31.1 Το Ελληνικά Δημόσιο δύναται να καταγγείλει 
την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, εξαιτίας παρά¬ 
βασης του Παραχωρησιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 
30. 

31.2 Με την καταγγελία της Σύμβασης Παραχώρησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 31.1, όλα τα δικαιώματα του 
Παραχωρησιούχου αναφορικά με τις Εργασίες ή και του 
Μετρό, την Κινητή Περιουσία και το Εργοτάξιο, που 
απορρέουν από αυτήν, μεταβιβάζονται στο Ελληνικό 
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Δημόσιο, στο οποίο ο Παραχωρησιούχος θα παραδώσει 
και όλα τα Έγγραφα που σχετίζονται με το Έργο. 

31.3 Αν η καταγγελία γίνει κατά την Περίοδο Κατα¬ 
σκευής, το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να υποκαταστήσει 
τον Παραχωρησιούχο στην παρούσα Σύμβαση, εάν δε 
η καταγγελία γίνει κατά την Περίοδο Λειτουργίας το 
Ελληνικό Δημόσιο θα υποκαταστήσει τον Παραχωρη¬ 
σιούχο στην παρούσα Σύμβαση. Πάντως, μέχρι της 
υποκαταστάσεώς του από το Ελληνικό Δημόσιο ή της 
αποβολής του από το Έργο, ο Παραχωρησιούχος, εάν 
δεν έχει πτωχεύσει, οφείλει να συνεχίσει την κατασκευή 
ή λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της 
Σύμβασης. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα το Ελληνικό Δημόσιο 
οφείλει να εκπληρώνει και αυτό τις δικές του υποχρεώ¬ 
σεις, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 31.4.1, 
31.5.1, 31.5.2.2 (α), (β), (γ), (δ) και (στ) και 31.6 της 
παρούσας, συμφωνείται ότι η τυχόν υποκατάσταση του 
Παραχωρησιούχου από το Ελληνικό Δημόσιο δεν ση¬ 
μαίνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο είναι διάδοχος του 
Παραχωρησιούχου και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 
ότι το Ελληνικό Δημόσιο αποδέχεται οποιαδήποτε ευ¬ 
θύνη, έναντι των πιστωτών του Παραχωρησιούχου, α¬ 
ποκλεισμένης της εφαρμογής του άρθρου 479 Α.Κ.. 

31.4 Σε περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 31.1, κατά την Περίοδο Κατασκευής, το Ελληνικό 
Δημόσιο, εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από 
της καταγγελίας, θα γνωρίσει εγγράφως στον Παρα¬ 
χωρησιούχο και στην Εκπρόσωπο Τράπεζα εάν θα 
υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο στην παρούσα 
Σύμβαση, οπότε: 

31.4.1 Εάν το Ελληνικό Δημόσιο επιλέξει να μην 
υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο επέρχονται ανα- 
λογικώς οι συνέπειες του άρθρου 47 παρ. 9 του π.δ. 
609/1985. Επομένως, επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι 
ακόλουθες συνέπειες: 

31.4.1.1 Καθίσταται αμέσως απαιτητή η αξίωση του 
Ελληνικού Δημοσίου για επιστροφή του αναπόσβεστου 
μέρους της προκαταβολής. 

31.4.1.2 Δύναται να καταπίπτουν υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου κατά την απόλυτη κρίση του, οι Εγγυητικές 
Επιστολές Καλής Εκτέλεσης που αντιστοιχούν αναλο¬ 
γικά στο μη εκτελεσθέν τμήμα των Εργασιών και οι 
μέχρι της καταγγελίας προσκομισθείσες από τον Πα¬ 
ραχωρησιούχο Εγγυητικές Επιστολές Καλής Λειτουρ¬ 
γίας και Συντήρησης, εάν αυτό έχει εφαρμογή, κατά 
τους όρους της παρούσας. 

31.4.1.3 Καταπίπτουν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
οι ποινικές ρήτρες που έχουν επιβληθεί εις βάρος του 
Παραχωρησιούχου, κατά τους όρους της Σύμβασης, 
μέχρι την ημέρα της καταγγελίας. 

31.4.1.4 Το Ελληνικό Δημόσιο θα καταβάλει στον 
Παραχωρησιούχο ποσό ίσο με την αξία των αρτίως 
εκτελεσθεισών Κυρίων Εργασιών και την αξία των αρ¬ 
τίως εκτελεσθεισών Παραλλήλων Εργασιών που έχουν 
χρηματοδοτηθεί από τον Παραχωρησιούχο μείον το 
άθροισμα των παρακάτω ποσών: α. Την καταβληθείσα 
εκ μέρους του Δημοσίου Συμμετοχή, β. το σύνολο των 
Ιδίων Κεφαλαίων του Παραχωρησιούχου (είτε καταβλή¬ 
θηκαν είτε όχι) σύμφωνα με τη Σύμβαση. Η καταβολή 
του παραπάνω ποσού θα γίνει σε χρόνους που αντα- 
ποκρίνονται στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, 
βάσει των δανειακών συμβάσεων, και πάντως όχι νω¬ 
ρίτερα από εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημέρα 
της καταγγελίας. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα 


της καταγγελίας, το Δημόσιο υποστεί ζημία που δεν 
αποζημιώνεται με την κυριότητα των Εργασιών και 
εφόσον η καταγγελία είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής 
παράλειψης του Κατασκευαστή, βάσει της Σύμβασης 
Κατασκευής, ο Παραχωρησιούχος θα εκχωρήσει στο 
Δημόσιο τις αξιώσεις του έναντι του Κατασκευαστή, 
βάσει της Σύμβασης Κατασκευής. 

Διευκρινίζεται ότι στην αξία των αρτίως εκτελεσθεισών 
εργασιών περιλαμβάνονται: 

α) Η αξία του έργου που έχει αρτίως κατασκευασθεί,' 
σύμφωνα με την Σύμβαση Κατασκευής. 

β) Οι δαπάνες που έχουν καταβληθεί μέχρι την ορι¬ 
στικοποίηση της καταγγελίας, για την παροχή των 
Υπηρεσιών του Ανεξάρτητου Μηχανικού, του Διαχειρι¬ 
στή, των μελών των Επιτροπών Εμπειρογνωμόνων και 
τις δαπάνες για τις υπηρεσίες λοιπών εξωτερικών 
συμβούλων που παρέχουν υπηρεσίες για το Έργο. Οι 
δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβούν το ποσό που 
αναφέρεται στον Πίνακα 2, που αποτελεί στοιχείο της 
προσφοράς και προσαρτάται στο Παράρτημα 3. 

γ) Οι τόκοι των Δανειακών Κεφαλαίων που αντιστοι¬ 
χούν στην πιο πάνω αξία και δαπάνη μέχρι την ορι¬ 
στικοποίηση της καταγγελίας και οι τραπεζικές αμοιβές 
που καθορίζονται στις χρηματοδοτικές συμβάσεις μέχρι 
την ίδια ημερομηνία, πλην αυτών των Δευτερογενών 
Δανείων. 

31.5 Υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου από το 
Ελληνικό Δημόσιο κατά την περίοδο κατασκευής. 

31.5.1 Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να ανανεώσει 
τη Σύμβαση Κατασκευής με τους ίδιους όρους. Στην 
περίπτωση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτά τα 
δικαιώματα και θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του 
Παραχωρησιούχου δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής 
που προκύπτουν μετά την υποκατάσταση. 

31.5.2 Ειδικότερα, εάν το Δημόσιο υποκαταστήσει τον 
Παραχωρησιούχο, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: 

31.5.2.1 α. Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
31.4.1.1, 31.4.1.2 και 31.4.1.3 της παρούσας. 

β. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.4.1.2 με 
την προσθήκη ότι στην περίπτωση αυτή καταπίπτουν 
και οι εγγυητικές επιστολές των άρθρων 17.1.1 και 

17.1.2 της παρούσας. 

31.5.2.2 Μετά την υποκατάσταση του Παραχωρη¬ 
σιούχου από το Ελληνικό Δημόσιο: 

α. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του Παραχωρησιούχου έναντι των Δανειστών, εφόσον 
οι σχετικές Χρηματοδοτικές Συμβάσεις έχουν εγκριθεί 
από το Δημόσιο. 

β. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθιστά τον Παραχωρη¬ 
σιούχο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υφίστανται 
κατά την ημέρα υποκατάστασης και μέχρι το χρόνο για 
τον οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετων πράξεων, 
αλλά δεν αναλαμβάνει την πληρωμή καθυστερούμενων 
ασφαλίστρων, υποχρεουμένου του Παραχωρησιούχου 
να περιλάβει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικό όρο. 

Το Δημόσιο υποκαθιστά επίσης τον Παραχωρησιούχο 
στις απαιτήσεις από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που 
αφορούν τις Εργασίες. 

γ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να καταγγείλει αζη- 
μίως την εργασιακή σχέση του συνόλου ή μέρους του 
προσωπικού του Παραχωρησιούχου. Τυχόν νόμιμες α¬ 
ποζημιώσεις θα βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο. Το 
Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνεχίσει να απασχολεί 
μέρος του προσωπικού του Παραχωρησιούχου, κατόπιν 
ειδικών συμφωνιών με αυτό. 
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δ. Το Ελληνικό Δημόσιο δυνατοί να ανανεώσει τη 
Σύμβαση Κατασκευής με τους ίδιους όρους. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή το Ελληνικό Δημόσιο θα αποκτά τα 
δικαιώματα και θα αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του 
Παραχωρησιούχου, δυνάμει της Σύμβασης Κατασκευής 
που προκύπτουν μετά την ανανέωση της Συμβάσεως 
αυτής. 

31.6 Σε περίπτωση καταγγελίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 31.1, κατά την Περίοδο Λειτουργίας, επέρχονται 
οι ακόλουθες συνέπειες: 

α. Όλες οι εισπράξεις από την εκμετάλλευση του 
Μετρά ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 

β. Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα αποθεματικά του 
Παραχωρησιούχου, όπως αυτά προσδιορίζονται την η¬ 
μέρα υποκατάστασης, περιέρχονται στο Ελληνικό Δη¬ 
μόσιο. Το ποσό αυτό θα διατεθεί ολοκληρωτικά για την 
πληρωμή των ανεξόφλητων Δανειακών Κεφαλαίων. 

γ. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31.4.1.2 
της παρούσας. 

δ. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του Παραχωρησιούχου έναντι των Δανειστών, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 

Η ανωτέρω υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου πε¬ 
ριορίζεται στα ανεξόφλητα Δανειακά Κεφάλαια και τους 
τόκους τους κατά την ημέρα της υποκατάστασης, όπως 
προβλέπεται από τις Χρηματοδοτικές Συμβάσεις, από 
την ημέρα υποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και 
των τυχόν κεφαλαιοποιημένων τόκων της περιόδου 
χάριτος και σε περίπτωση καταγγελίας από το Δημόσιο 
των Δανειακών Συμβάσεων και του κόστους της κα¬ 
ταγγελίας των Συμβάσεων αυτών. 

ε. Το Ελληνικό Δημόσιο υποκαθιστά τον Παραχωρη- 
σιούχο στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υφίστανται 
κατά την ημέρα υποκατάστασης και μέχρι το χρόνο για 
τον οποίο έχουν καταβληθεί τα σχετικά ασφάλιστρα 
χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετων πράξεων, 
αλλά δεν αναλαμβάνει την πληρωμή καθυστερούμενων 
ασφαλίστρων, υποχρεουμένου του Παραχωρησιούχου 
να περιλάβει στα ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικό όρο. 

Το Δημόσιο υποκαθιστά επίσης τον Παραχωρησιούχο 
από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν τις Ερ¬ 
γασίες. 

στ. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να καταγγείλει 
αζημίως την εργασιακή σχέση του συνόλου ή μέρους 
του προσωπικού του Παραχωρησιούχου. Τυχόν νόμιμες 
αποζημιώσεις θα βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο. Το 
Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συνεχίσει να απασχολεί 
μέρος του προσωπικού του Παραχωρησιούχου, κατόπιν 
ειδικών συμφωνιών με αυτό. 

ζ. Ο Παραχωρησιούχος θα αποζημιώσει το Ελληνικό 
Δημόσιο για τις θετικές του ζημίες εφόσον η καταγγελία 
επήλθε λόγω της συνδρομής των άρθρων 30.1.3, 30.1.4 
και 30.1.5 της παρούσας. 

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τον προσδιορισμό 
των Θετικών Ζημιών αυτών, η διαφωνία θα επιλυθεί με 
βάση τη διαδικασία του άρθρου 39 της παρούσας. 

31.7 Σπιν περίπτωση είτε του άρθρου 29 είτε του 
άρθρου 31, εάν ο καθ' ου η καταγγελία θεωρεί ότι δεν 
συνέτρεχε, κατά τους όρους της παρούσας, περίπτωση 
καταγγελίας της Σύμβασης, η διαφορά θα επιλύεται 
κατά τη διαδικασία των άρθρων 38 και 39. Εάν κριθεί 
τελεσιδίκως άτι πράγματι δεν συνέτρεχε περίπτωση 
καταγγελίας, ο καθ' ου η καταγγελία δικαιούται εκ του 
λόγου τούτου να καταγγείλει τη Σύμβαση υπαιτιότητι 
του καταγγέλοντος. 


31.8 Ματαίωση Καταγγελίας 

Η γενόμενη είτε κατά το άρθρο 29 είτε κατά το 
άρθρο 31 καταγγελία είναι δυνατόν να ματαιωθεί, μετά 
από σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου και του 
Παραχωρησιούχου, εφόσον τα Μέρη συμφωνήσουν για 
τον τρόπο αντιμετώπισης των προξενηθεισών ζημιών 
και της επελθούσας χρονικής καθυστέρησης. Σε αυτήν 
την περίπτωση, η καταγγελία λογίζεται ως μηδέποτε 
γενομένη. Η ματαίωση της καταγγελίας επέρχεται από 
την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας μεταξύ των 
Μερών, η οποία κοινοποιείται στην Εκπρόσωπο Τρά¬ 
πεζα. 


32.1 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να συστήσει α¬ 
σφάλεια υπέρ των Δανειστών και των Χορηγών των 
Δευτερογενών Δανείων, σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 27, και οι Δανειστές και Χορηγοί των Δευτε¬ 
ρογενών Δανείων θα δικαιούνται να ασκήσουν τα δι- 
καιώματά τους από την ασφάλεια αυτή χωρίς την προη¬ 
γούμενη έγκριση των Συμβαλλόμενων Μερών, εκτός 
εάν η άσκηση των δικαιωμάτων τους από την ασφάλεια 
συνεπάγεται την άσκηση, από τους Δανειστές και Χο¬ 
ρηγούς των Δευτερογενών Δανείων, οποιωνδήποτε δι¬ 
καιωμάτων υποκατάστασης, στην οποία περίπτωση θα 
ισχύουν τα άρθρα 32.4 και 32.5. Σε κάθε περίπτωση, 
η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων των Δανειστών 
δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του Παραχωρησιούχου που απορρέουν από τη Σύμβαση 
αυτή, ούτε θα επηρεάζει τους όρους της Σύμβασης 
αυτής που θα αναφέρονται στη λήξη ή την καταγγελία 
της. 

32.2 Οι Δανειστές, καθώς και οι Χορηγοί των Δευ¬ 
τερογενών Δανείων, για να ασκήσουν το δικαίωμα για 
υποκατάσταση του Παραχωρησιούχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 30.3, θα προσδιορίσουν, μέσω της Εκπροσώπου 
Τράπεζας, ένα νομικό πρόσωπο (το "Υποκατάστατο 
Πρόσωπο") το οποίο, με την επιφύλαξη των όρων του 
άρθρου αυτού, θα υποκαταστήσει τον Παραχωρησιούχο. 
θα έχει όλα τα δικαιώματα της Σύμβασης αυτής και θα 
αναλάβει, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, όλες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή. 

32.3 Η υποκατάσταση θα λαμβάνει χώρα, εφόσον το 
Ελληνικό Δημόσιο εγκρίνει το Υποκατάστατο Πρόσωπο. 
Το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα αρνείται την έγκρισή του, 
εκτός εάν, κατά την εύλογη κρίση του, το Υποκατάστατο 
Πρόσωπο δεν έχει τις νομικές, οικονομικές ή/και τε¬ 
χνικές δυνατότητες να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του 
Παραχωρησιούχου που απορρέουν από τη Σύμβαση 
αυτή (περιλαμβανομένης της δυνατότητας να λειτουργεί 
το Μετρά με ασφάλεια). Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται 
να λαμβάνει από την Εκπρόσωπο Τράπεζα ή/και το 
Υποκατάστατο Πρόσωπο όλες τις πληροφορίες που 
ευλόγως ζητά, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστώνει 
εάν οι ανωτέρω απαιτήσεις ικανοποιούνται. 

32.4 Εάν οι Δανειστές, καθώς και οι Χορηγοί των 
Δευτερογενών Δανείων επιθυμούν να ασκήσουν το δι¬ 
καίωμα υποκατάστασης του Παραχωρησιούχου, σύμφω¬ 
να με το άρθρο αυτό, και ο Παραχωρησιούχος αρνείται 
ή καθυστερεί να παραδώσει το Έργο στο Υποκατάστατο 
Πρόσωπο, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αποβάλει 
τον Παραχωρησιούχο από το Έργο και να εγκαταστήσει 
στο Έργο το Υποκατάστατο Πρόσωπο. Το Ελληνικό 
Δημόσιο θα ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα κατόπιν 
αίτησης της Εκπροσώπου Τράπεζας, χωρίς υπαίτια κα¬ 
θυστέρηση. 
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32.5 Στην περίπτωση υποκατάστασης του Παραχω- 
ρησιούχου από το Υποκατάστατο Πρόσωπο εφαρμόζε¬ 
ται, κατ' αναλογία, και το άρθρο 31.3 της παρούσας 
Σύμβασης. 

33. ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

33.1 Μεταβίβαση/Παράδοση Έργου 

33.1.1 Κατά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης ο 
Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πα- 
ραδώσει το Μετρά και να μεταβιβάσει στο Ελληνικό 
Δημόσιο όλα τα δικαιώματά του, αναφορικά με το Μετρό 
και τα πράγματα που το αποτελούν. 

33.1.2 Ο Παραχωρησιούχος θα παραδώσει σε καλή 
κατάσταση, λαμβανομένης υπόψη της συνήθους φθοράς 
εκ της χρήσεως και δίχως ελαττώματα, εν λειτουργία 
και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, σε κάθε περί¬ 
πτωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας, όλα 
τα ακίνητα, κατασκευές, εγκαταστάσεις, ακίνητο εξο¬ 
πλισμό και Κινητή Περιουσία που απαιτούνται για την 
ασφαλή και σε υψηλό βαθμό εξυπηρέτηση της λειτουρ¬ 
γίας του Μετρό, μετά των βελτιώσεων και εκσυγχρο¬ 
νιστικών επεμβάσεων που έγιναν από τον Παραχωρη- 
σιούχο, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας, 
καθώς και όλες τις κατασκευές, εγκαταστάσεις, ακίνητο 
εξοπλισμό και Κινητή Περιουσία που απαιτούνται για τη 
συντήρηση και λειτουργία του Μετρό. Ο Παραχωρη¬ 
σιούχος θα παραδώσει επίσης και όλα τα ανταλλακτικά, 
σε είδη και ποσότητες που προσδιορίζονται από το 
μέσο όρο του είδους και των ποσοτήτων των ανταλ¬ 
λακτικών, που βρίσκονται στις αποθήκες του Μετρό 
κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια της Περιόδου 
Παραχώρησης. Ο Παραχωρησιούχος θα παράσχει στο 
Ελληνικό Δημόσιο άλα τα στοιχεία που αυτό ευλόγως 
απαιτεί και στα οποία βασίζεται ο ανωτέρω προσδιο¬ 
ρισμός. 

33.1.3 Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της Περιόδου 
Παραχώρησης το Δημόσιο θα γνωστοποιήσει εγγράφως 
στον Παραχωρησιούχο την πρόθεσή του να υπεισέλθει 
μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης στα δικαιώ¬ 
ματα και υποχρεώσεις ορισμένων εκ των συμβάσεων 
εργασίας ή έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών που έχουν 
συναφθεί από τον Παραχωρησιούχο ή τον Διαχειριστή, 
στα πλαίσια του σχεδιασμού, κατασκευής, θέσης σε 
λειτουργία, ολοκλήρωσης, συντήρησης, λειτουργίας, 
διαχείρισης και ανάπτυξης του Μετρό και ήταν ανα¬ 
γκαίες για τη λειτουργία του. Στην περίπτωση αυτήν 
οι συμβάσεις αυτές συνεχίζονται με τη συναίνεση των 
αντισυμβαλλομένων του Παραχωρησιούχου και του Δια¬ 
χειριστή και μετά την κατά τα άνω μεταβίβαση και 
υποκατάσταση, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Το Ελληνικό 
Δημόσο σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να α- 
ναλάβει τα παραπάνω δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
εφόσον δε αποφασίσει τη συνέχιση των ως άνω συμ¬ 
βάσεων, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που θα προκό¬ 
ψουν από αυτές, μετά την ημερομηνία της μεταβίβασης 
των συμβάσεων αυτών στο Ελληνικό Δημόσο και πά¬ 
ντως μετά τη λήξη της περιόδου Παραχώρησης. Σε 
κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώ¬ 
ρησης ο Παραχωρησιούχος και ο Διαχειριστής ουδεμία 
υποχρέωση ή ευθύνη διατηρούν από τις εν λόγω συμ¬ 
βάσεις, πλην βεβαίως των υποχρεώσεών του από τις 
συμβάσεις αυτές που είχαν ήδη γεννηθεί μέχρι την 
Ημερομηνία λήξης της Περιόδου Παραχώρησης. 

33.1.4 Ο Παραχωρησιούχος θα παραδώσει στο Ελ¬ 
ληνικό Δημόσιο όλα τα είδη και τον εξοπλισμό του 
Μετρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, που 
είναι καταχωρισμένα στα λογιστικά βιβλία του. Στο μέτρο 


που τα ανωτέρω δεν ανευρίσκονται, ο Παραχωρησιού¬ 
χος θα τα αντικαταστήσει με δαπάνη του, εκτός αν 
κάτι τέτοιο, κατά την κρίση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, 
δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και συντήρηση 
του Μετρό. 

33.1.5 Έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της Περιόδου 
Παραχώρησης, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα διενεργεί 
σχετικούς ελέγχους και θα καταγράψει την κατάσταση 
του Μετρό, καθώς και την, σύμφωνα με τη Σύμβαση, 
ποιότητα λειτουργίας του. Για τα αποτελέσματα των 
παραπάνω ελέγχων θα υποβάλει σχετική έκθεση στο 
Δημόσιο και τον Παραχωρησιούχο το αργότερο τρεις 
(3) μήνες πριν από τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. 
Το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της Περιόδου 
Παραχώρησης ο Παραχωρησιούχος και το Ελληνικό 
Δημόσιο πρέπει να ορίσουν εξουσιοδοτημένους εκπρο¬ 
σώπους για την παράδοση και παραλαβή του Μετρό, 
ειδοποιώντας εγγράφως ο ένας τον άλλον, σύμφωνα 
με το άρθρο 37 και 1.3. Οι ανωτέρω εκπρόσωποι θα 
διενεργήσουν την παράδοση και παραλαβή του Μετρό 
και με τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης θα υπο¬ 
γράψουν πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα 
περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 

33.1.2 και 33.1.4. Η μη συνεργασία των εκπροσώπων 
του Παραχωρησιούχου με τους εκπροσώπους του Ελ¬ 
ληνικού Δημοσίου δεν αποκλείει ή, άλλως, κωλύει την 
παράδοση του Μετρό στο Ελληνικό Δημόσιο, με τη 
λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 33.2. 

33.1.6 Η παράδοση του Μετρό διενεργείται με την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής, 
σύμφωνα με το άρθρο 33.1.5. Στο βαθμό που οι εκ¬ 
πρόσωποι του Παραχωρησιούχου δεν υπογράψουν το 
πρωτόκολλο αυτό, μόνη η υπογραφή των εκπροσώπων 
του Ελληνικού Δημοσίου θα αρκεί για τη μεταβίβαση 
και παράδοση του Μετρό, με την επιφύλαξη του άρθρου 
33.2. 

33.2 Υπερημερία ως προς την Παράδοση 

Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος αρνείται ή 
καθυστερεί να παραδώσει το Μετρό, σύμφωνα με το 
άρθρο 33.1 είτε με αιτία την εκτέλεση εργασιών του 
άρθρου 33.4, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να απο- 
βάλει τον Παραχωρησιούχο και να τον αντικαταστήσει 
στη λειτουργία και του Μετρό χωρίς να παύουν οι 
υποχρεώσεις του σχετικά με τη συντήρηση παράδοση 
του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 33.1.2. 

Σε περίπτωση που η παράδοση του Μετρό, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 33.1, καθυστερήσει για 
λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας ευθύνης του Πα¬ 
ραχωρησιούχου, πέραν του ενός (1) μηνός, από τη 
λήξη της Περιόδου Παραχώρησης, ο τελευταίος θα 
απαλλάσσεται της ευθύνης για τη λειτουργία και συ¬ 
ντήρηση του Μετρό και η παράδοση του Μετρό θα 
θεωρείται αυτοδικαίως συντελεσθείσα, Υποχρεούται ό¬ 
μως να συμπράξει με κάθε πρόσφορο τρόπο με το 
Ελληνικό Δημόσιο και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες 
και κατάλληλες ενέργειες για την κατά το δυνατόν 
συντομότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης. 

33.3 Μετάθεση Κινδύνου 

Η μετάθεση του κινδύνου του Έργου από τον Ανάδοχο 
στο Ελληνικό Δημόσιο επέρχεται με την παράδοση του 
Μετρό (πραγματική ή αυτοδίκαιη), σύμφωνα με τα α¬ 
νωτέρω. 

33.4 Στην περίπτωση που το Μετρό δεν είναι σε 
καλή κατάσταση, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιολογική φθορά και τουλά- 
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χιστον δύο (2) μήνες πριν το τέλος της Σύμβασης 
Παραχώρησης, το πρωτόκολλο παραλαβής υπογράφεται 
με όλες τις παρατηρήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 
με τις οποίες οφείλει να συμμορφωθεί ο Παραχωρη- 
σιούχος. Σε περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος δια¬ 
φωνεί με τις ως άνω παρατηρήσεις, δηλώνει τις δια¬ 
φωνίες του εγγράφως προς την Υπηρεσία και τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό. Μέσα σε εύλογο χρόνο η Υ¬ 
πηρεσία θα επιβεβαιώσει ή θα τροποποιήσει τις αρχικές 
παρατηρήσεις, οπότε ο Παραχωρησιούχος οφείλει να 
συμμορφωθεί, ακόμη και εάν εξακολουθεί να διαφωνεί. 
Εάν ο Παραχωρησιούχος δεν συμμορφωθεί, το Ελληνικό 
Δημόσιο δύναται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες 
για την αποκατάσταση των ανωτέρω σε βάρος και για 
λογαριασμό του Παραχωρησιούχου, δυνάμενο να ει- 
σπράξει τα αναγκαία ποσά και εκ των εγγυητικών 
επιστολών τις οποίες ο Παραχωρησιούχος έχει κατα¬ 
θέσει στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 
17.2.2.3. Κάθε διαφορά θα επιλύεται με τη διαδικασία 
των άρθρων 38 και 39 της παρούσας και σε περίπτωση 
δικαίωσης του Παραχωρησιούχου αυτός δικαιούται πλή¬ 
ρη αποζημίωση για τις ζημίες που υπέστη από τα 
ανωτέρω. 

33.5 Μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ενερ¬ 
γειών προς άρση των παρατηρήσεων του πρωτοκόλλου, 
σύμφωνα με το άρθρο 33.4, ο Παραχωρησιούχος ειδο¬ 
ποιεί το Δημόσιο το οποίο υποχρεούται εντός μηνός 
να ελέγξει και εκδώσει το πρωτόκολλο παραλαβής 
χωρίς παρατηρήσεις. Η παραλαβή του Έργου θεωρείται 
συντελεσθείσα με την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις. Σε περίπτωση που το 
Ελληνικό Δημόσιο δεν εκδώσει το πρωτόκολλο παρα¬ 
λαβής με ή χωρίς παρατηρήσεις, εντός των προθεσμιών 
που προβλέπονται στο άρθρο 33 4, χωρίς υπαιτιότητα 
του Παραχωρησιούχου, τότε με την πάροδο της αντί¬ 
στοιχης κάθε φορά προθεσμίας η παραλαβή θα θεωρείται 
αυτοδικαίως συντελεσθείσα. 

33.6 Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής 
χωρίς παρατηρήσεις ή την αυτοδίκαιη παραλαβή, επέρ¬ 
χονται τα αποτελέσματα του άρθρου 17.2.2.4. 

33.7 Από την ημερομηνία παράδοσης του Μετρά, ο 
Διαχειριστής θα υποστηρίζει το Ελληνικό Δημόσιο στη 
λειτουργία και συντήρηση του Μετρό, κατά τη διάρκεια 
της Περιόδου Υποστήριξης της Συντήρησης και όπως 
ορίζεται στο Παράρτημα 1. 

3.4,_ΦΟΡΟΛΟΓ1ΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

34.1 Ο Παραχωρησιούχος φορολογείται με βάση πς 
κείμενες διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος και 
δεν θεωρείται τεχνική εταιρεία για το σκοπό αυτόν. 

34.2 Τα μέλη του Κατασκευαστή φορολογούνται με 
βάση τις διατάξεις για τις τεχνικές επιχειρήσεις που 
εκτελούν δημόσια έργα. Κάθε μέλος του Κατασκευαστή 
θα εκδίδει δικά του τιμολόγια στον Παραχωρησιούχο 
αναφορικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο των εργα¬ 
σιών προς εκτέλεση και θα εκπληρώνει τις δικές του 
φορολογικές υποχρεώσεις. Ο Κατασκευαστής δεν θα 
θεωρείται Κοινοπραξία κατά την έννοια των διατάξεων 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 

Οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 3 εδ. α' του ν. 
2238/1994 ισχύουν και στην περίπτωση που μέλη του 
Κατασκευαστή αναθέτουν την εκτέλεση μέρους των 
εργασιών σε θυγατρικές τους εταιρείες εγκατεστημένες 
σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν μέλη του Κατα¬ 


σκευαστή και/ή θυγατρικές τους εταιρείες, χωρίς η 
ανάθεση αυτή να θεωρείται υπεργολαβία. Ειδικότερα, 
το Καναδικό μέλος του Κατασκευαστή ή άλλες Κανα¬ 
δικές εταιρείες ή κοινοπραξίες που θα εκτελέσουν τη 
μελέτη, παραγωγή και προμήθεια των οχημάτων, τον 
εξοπλισμό ελέγχου των συρμών και των επικοινωνιών, 
την εγκατάσταση των πιο πάνω εξοπλισμών και τις 
υπηρεσίες θέσης σε λειτουργία άλλων συστημάτων, τη 
μελέτη των συστημάτων των συρμών, τις υπηρεσίες 
μηχανικού των συστημάτων και τις υπηρεσίες ενσωμά¬ 
τωσης του συστήματος δεν θα υπόκεινται στην Ελληνική 
φορολογία εισοδήματος για την προμήθεια υλικών και 
την παροχή υπηρεσιών εκτός Ελλάδας, αλλά θα υπό- 1 
κεινται σε φορολογία μόνο για πς εργασίες που εκτε- 
λουνται στην Ελλάδα. 

34.3 Ο εξοπλισμός που εισάγεται από τρίτη χώρα 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Παραχωρησιούχο. 
τον Κατασκευαστή και τους εργολάβους με τους ο¬ 
ποίους αυτοί συμβάλλονται, προκειμένου να χρησιμο¬ 
ποιηθεί για τις ανάγκες του Έργου, δεν υπόκειται σε 
δασμούς, τέλη και βάρη, εφόσον αυτός ο εξοπλισμός 
επανεξάγεται ή επιστρέφεται στη χώρα προέλευσης, 
όταν πλέον δεν θα απαιτείται η χρήση του για την 
κατασκευή ή συντήρηση του Έργου. 

34.4 Με βάση ιν κείμενη νομοθεσία για την επι¬ 
στροφή του Φ.Π.Α., ο Παραχωρησιούχος δικαιούται ε¬ 
πιστροφή πληρωτέου Φ.Π.Α. επί των αγαθών και υπη¬ 
ρεσιών που παρέχονται στον Παραχωρησιούχο, στο 
βαθμό που αυτός ο Φ.Π.Α. υπερβαΚ ·:ι κάθε πληρωτέο 
Φ.Π.Α.. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί Φ.Π.Α., 
το έργο και η οποιαδήποτε παράδοση αγαθών, υπηρε¬ 
σιών και παράλληλων εργασιών που σχετίζονται με το 
Έργο θεωρούνται ως ενιαίο επενδυτικό αγαθό. 

Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να αιτήσει επιστροφή 
οποιαδήποτε στιγμή, στο βαθμό που οποιαδήποτε επι¬ 
στροφή είναι απαιτητή. Η εν λόγω επιστροφή θα γίνει 
εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της 
σχετικής αίτησης περί επιστροφής. Το Δημόσιο θα 
καταβάλει για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιστρο¬ 
φή Φ.Π.Α., τόκο καθυστέρησης επί του ποσού του 
Φ.Π.Α. που έπρεπε να είχε επιστραφεί την πρώτη ημέρα 
μετά την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης. Το επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με την 
Εγκύκλιο υπ' αριθμ. 1057005/4547-19-0016/1132/11 
Μαίου 1995 του Υπουργείου Οικονομικών, όπως εκά- 
στοτε ισχύει. 

34.5 Οι τυχόν συσσωρευμένες ζημίες του Παραχω¬ 
ρησιούχου δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό 
με φορολογητέα κέρδη επόμενων χρήσεων, χωρίς χρο¬ 
νικό περιορισμό. 

34.6 Το Αναθεωρημένο Συνολικό Κόστος του Έργου 
μειωμένο κατά του ποσού της Αναθεωρημένης Συμμε¬ 
τοχής και κάθε κόστος και δαπάνη κάθε φύσεως, πε- 
ριλαμβανομένων και των τόκων της Περιόδου Κατα¬ 
σκευής, με τα οποία επιβαρύνθηκε ο Παραχωρησιούχος 
πριν, από και κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κατα¬ 
σκευής, θα αποσβέννυνται, κατ' επιλογή του Παραχω¬ 
ρησιούχου είτε με την προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία σταθερή μέθοδο καθ' όλη τη διάρκεια της 
Περιόδου Λειτουργίας είτε με τη μέθοδο που προβλέ- 
πεται στην παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 1914/1990 
(ΦΕΚ 178 Α'), με την οποία προστέθηκε πέμπτη παρά¬ 
γραφος στο άρθρο 97 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ) 
και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
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παράγραφο αυτή. Ανεξάρτητα από την εφαρμογή των 
ανωτέρω μεθόδων απόσβεσης, ο Παραχωρησιούχος 
δικαιούται με δήλωσή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 
που κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας 
Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομικών, να χρησι¬ 
μοποιήσει τη μέθοδο απόσβεσης που προβλέπεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 2093/1992, οποτεδήποτε 
πριν την έναρξη της Περιόδου Λειτουργίας του Μετρό. 

Η απόσβεση που προβλέπεται στην παρούσα διάταξη 
αναφέρεται σε φορολογική απόσβεση για τη μείωση 
των φορολογητέων αποτελεσμάτων. 

34.7 Οποιαδήποτε δαπάνη, που έχει επιβαρύνει τον 
Παραχωρησιούχο μετά την έκδοση της Βεβαίωσης Πε- 
ραίωσης Εργασιών, αποσβέννυται είτε στη χρήση εντός 
της οποίας πραγματοποιήθηκε είτε με τη σταθερή μέ¬ 
θοδο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθε¬ 
σίας. 

34.8 Η Συμμετοχή και η επιδότηση επί του εισιτηρίου 
θα αποτελόσουν ειδικά αποθεματικά, τα οποία δεν 
υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος, παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος και τέλη χαρτοσήμου κατά το χρόνο 
σχηματισμού τους. Η Αναθεωρημένη Συμμετοχή υπό- 
κειται σε ετήσια απόσβεση κατά τη διάρκεια της Πε¬ 
ριόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 34.6 μαζί 
με την απόσβεση του Αναθεωρημένου Συνολικού Κό¬ 
στους Έργου. Η παραπάνω απόσβεση της Συμμετοχής 
θα υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Το ποσό του 
Ειδικού Αποθεματικού που θα σχηματισθεί από την 
επιδότηση επί του εισιτηρίου και το οποίο θα διανεμηθεί 
στους μετόχους θα φορολογηθεί κατά το χρόνο δια¬ 
νομής του με βάση τις κείμενες διατάξεις. 

34.9 Τα έσοδα που εισπράττονται από τον Παραχω¬ 
ρησιούχο για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σχε¬ 
τικά με τις ρυθμίσεις καταμερισμού εσόδων, που προ- 
βλέπονται στην παρούσα, δεν θα θεωρούνται έσοδα 
του Παραχωρησιούχου για το σκοπό του υπολογισμού 
του εταιρικού φόρου επί των καθαρών κερδών. 

34.10 Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 
2682/1999 θα έχουν εφαρμογή και για αλλοδαπά Χρη¬ 
ματοπιστωτικά Ιδρύματα Εξαγωγικών Πιστώσεων μη ε¬ 
γκατεστημένα στην Ελλάδα, εφόσον αυτά πραγματο¬ 
ποιούν χορηγήσεις πιστώσεων ή/και παροχή εγγυήσεων 
προς τον Κύριο του Έργου ή/και τον Παραχωρησιούχο 
και/ή τον Κατασκευαστή για το Έργο αυτό, υπό την 
προϋπόθεση ότι στη χρηματοδότηση του Έργου μετέχει 
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.). 


35.1 Η Σύμβαση αυτή και τα Παραρτήματά της απο¬ 
τελούν τη συνολική και μόνη συμφωνία μεταξύ των 
Μερών για το αντικείμενο της Σύμβασης αυτής και 
υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμφωνιών με¬ 
ταξύ των Μερών αναφορικά με το αντικείμενο αυτό. 

35.2 Η Σύμβαση αυτή και τα Παραρτήματά της συ¬ 
μπληρώνονται αμοιβαία και στην περίπτωση οποιοσδή¬ 
ποτε ασάφειας ή αντίφασης μεταξύ οποιωνδήποτε εκ 
των ανωτέρω εγγράφων υπερισχύει η Σύμβαση και το 
Παράρτημα 1 αυτής. Σε περίπτωση που η ασάφεια ή η 
αντίφαση δεν αίρεται με την εφαρμογή του παραπάνω 
κριτηρίου, τότε αυτή θα αίρεται με συμφωνία του Ελ¬ 
ληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, άλλως η σχετική 
διαφωνία θα επιλύεται σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39. 

35.3 Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνεί, 


κατόπιν αιτήσεως του άλλου, να συντάσσει ή καταρτίζει 
οποιαδήποτε έγγραφα και να λαμβάνει οποιαδήποτε 
μέτρα που ευλόγως απαιτούνται, ώστε να δοθεί πλήρης 
ισχύς στη Σύμβαση αυτή. 

35.4 Η Σύμβαση αυτή δύναται να υπογράφει σε ο- 
ποιοδήποτε αριθμό αντιγράφων, τα οποία όλα συνιστουν 
μία και μοναδική Σύμβαση και οποιοδήποτε Συμβαλλό¬ 
μενο Μέρος δύναται να υπογράψει τη Σύμβαση αυπ'ι 
δια της υπογραφής αντιγράφου. 

35.5 Ακυρότητα ή αδυναμία εκτέλεσης όρου της 
Σύμβασης αυτής δεν θα επηρεάζει το κύρος, νομιμότητα 
και το εκτελέσιμο των υπόλοιπων όρων της Σύμβασης 
αυτής. Το σχετικό ρυθμιστικό κενό συμπληρώνεται ερ¬ 
μηνευτικά στο πλαίσιο των γενικών αρχών του κυρωτικού 
νόμου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

35.6 Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη φέρει το 
κόστος και τη δαπάνη της διαπραγμάτευσης, σύνταξης 
και υπογραφής της Σύμβασης αυτής. 

35.7 Εργατικά Ζητήματα 

Εν όψει της ιδιομορφίας των Εργασιών και για να 
αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία 
της πόλης της Θεσσαλονίκης, ο Παραχωρησιούχος, ο 
Κατασκευαστής, ο Διαχειριστής και οι υπεργολάβοι τους 
δικαιούνται, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Κατα¬ 
σκευής, να εργάζονται υπερωριακά ή κατά τη διάρκεια 
της νύκτας ή με εναλλασσόμενες βάρδιες, καθώς και 
κατά τη διάρκεια αργιών και εορτών, με την επιφύλαξη 
της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας, εξαιρουμένων 
των διατάξεων που αφορούν τις ώρες απασχόλησης 
των εργαζομένων. Οι σχετικές άδειες θα θεωρείται ότι 
έχουν χορηγηθεί υπό τον όρο της υποβολής των 
σχετικών γνωστοποιήσεων στις αρμόδιες Δημόσιες Υ¬ 
πηρεσίες. 

35.8 Αλλοδαποί 

Εφόσον κατά την κρίση του Παραχωρησιούχου προ- 
κύψει σχετική ανάγκη πρόσληψης εξειδικευμένου επι¬ 
στημονικού, τεχνικού και διοικητικού αλλοδαπού προ¬ 
σωπικού, εκτός των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στα οποία έχει έδρα ή υποκατάστημα η θυ¬ 
γατρική εταιρεία τουλάχιστον ένας από τους μετόχους 
της Παραχωρησιούχου Εταιρείας, ο Παραχωρησιούχος 
θα ειδοποιεί την Υπηρεσία εγκαίρως για τις αιτίες και 
για τον αριθμό των προσώπων που είναι αναγκαία. Η 
αρμόδια για την έκδοση της άδειας παραμονής και 
εργασίας αλλοδαπού Δημόσια Υπηρεσία υποχρεούται, 
εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις, στην 
έκδοση των αδειών αυτών εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από της υποβολής της σχετικής αίτησης. 

35.9 Αστυνόμευση 

35.9.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επιτρέπει 
την πρόσβαση των Αστυνομικών Αρχών σε όλη τη 
διάρκεια Παραχώρησης του Έργου και να συνεργάζεται 
μαζί τους για την τήρηση της ασφάλειας και της τάξης. 
Υποχρεούται εξάλλου να τηρεί τις οδηγίες των Αρχών 
για την ασφάλεια και την αστυνόμευση κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του Έργου. 

35.9.2 Η ευθύνη αστυνόμευσης, όπως και για κάθε 
δημόσιο χώρο, ανήκει στις αρμόδιες Ελληνικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται με δικά τους μέσα 
να τηρούν την τάξη στο χώρο του Μετρό. 

35.9.3 Ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να χρησιμοποιεί 
ιδιωτική ασφάλεια σε συνεργασία με τις οικείες αστυ- 
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νομικές αρχές, με την επιφύλαξη του άρθρου 35.9.2 
της παρούσας. 

35.10 Όλες οι κοινοποιήσεις και η αλληλογραφία 
μεταξύ των Μερών, θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Τεχνικά κείμενα που επισυνάπτονται μπορεί να είναι 
στην αγγλική γλώσσα. 

35.11 Η παρούσα Σύμβαση υπεγράφη στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα και τα δύο κείμενα έχουν ίση ισχύ 
και αποτέλεσμα. 

35.12 Η διάταξη της παρ. γ' του άρθρου 48 του ν. 
2190/1920 δεν θα έχει εφαρμογή για την Παραχωρη- 
σιούχο Εταιρεία. 

35.13 Τα υλικά κατασκευής του Μετρά δεν θα είναι 
εξ' αυτών των οποίων η χρήση απαγορεύεται από τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

35.14 Προβλέψεις για άτομα με κινητικά προβλήματα 

Για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

στο .Παράρτημα 1 προβλέπεται μεταξύ άλλων η κατα¬ 
σκευή αναβατορίου κλιμάκων για την πρόσβαση ατόμων 
με κινητικά προβλήματα. 

Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή έργων πολιτικού 
μηχανικού για την τοποθέτηση ανελκυστήρων σε όλους 
τους σταθμούς, εκτός από τους σταθμούς Πατρικίου 
και Αναλήψεως, για τους οποίους προβλέπεται η εγκα¬ 
τάσταση αναβατορίων κλιμάκων, για την πρόσβαση„α- 
τόμων με κινητικά προβλήματα. Η δαπάνη για την 
προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του απαιτού- 
μενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των ανελκυ¬ 
στήρων μέχρι του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων 
(200.000.000) δραχμών θα καλυφθεί από τον Παραχω- 
ρησιούχο. Εφόσον η δαπάνη αυτή υπερβεί το πιο πάνω 
ποσό, η διαφορά θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. 
Η επιλογή του εργολάβου που θα αναλάβει την προ¬ 
μήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του ηλεκτρομηχα- 
νολογικού αυτού εξοπλισμού, θα γίνει με μειοδοτικό 
διαγωνισμό από Επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκ¬ 
πρόσωπο του Δημοσίου και έναν εκπρόσωπο του Πσ- 
ραχωρησιούχοι.' 

36. ΑΔΕΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

36.1 Αδειες 

36.1.1 Ο Παραχωρησιούχος, για την έκδοση όλων 
των αδειών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες 
του Παραχωρησιούχου από την παρούσα Σύμβαση ή με 
αφορμή αυτή, θα υποβάλει στις κατά περίπτωση αρμό¬ 
διες Δημόσιες Υπηρεσίες τις σχετικές αιτήσεις, καθώς 
και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δι- 
καιολογητικά και αντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, που περιέχει τον κυρωτικό νόμο της 
παρούσας. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από της 
υποβολής των σχετικών αιτήσεων στις ως άνω αρμόδιες 
Δημόσιες Υπηρεσίες και εφόσον τα δικαιολογητικά που 
τις συνοδεύουν είναι πλήρη, οι Δημόσιες Υπηρεσίες 
αυτές υποχρεούνται να χορηγήσουν τις αιτούμενες 
άδειες. 

36.1.2 Μικρότερες προθεσμίες, που ενδεχομένως 
προβλέπονται από την παρούσα, παραμένουν σε ισχύ. 
Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προβλεπόμενη δίμηνη 
προθεσμία αντικαθίσταται από την μικρότερη προθεσμία 
που προβλέπεται στην παρούσα. 

36.2 Εγκρίσεις 

36.2.1 Σε κάθε περίπτωση που από την παρούσα 


Σύμβαση ή με αφορμή αυτή απαιτείται έγκριση του 
Ελληνικού Δημοσίου ή της εκάστοτε αρμόδιας Δημόσιας 
Υπηρεσίας, τότε: 

36.2.1.1 Το Ελληνικό Δημόσιο/Δημόσια Υπηρεσία υ- 
ποχρεούται, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή 
των προς έγκριση υποβληθέντων Εγγραφων, να εγκρίνει 
αυτά ή αποστείλει προς τον Παραχωρησιούχο τις αι¬ 
τιολογημένες αντιρρήσεις/παρατηρήσεις του αναφορικά 
με τη μη συμμόρφωση του Παραχωρησιούχου προς τις 
εκ της παρούσας συμβατικές του υποχρεώσεις. Στην 
περίπτωση που υπάρξουν αντιρρήσεις/παρατηρήσεις 
του Ελληνικού Δημοσίου/Δημόσιας Υπηρεσίας, κατά τα 
ως άνω, ο Παραχωρησιούχος θα βελτιώσει αντιστοίχως 
τα προς έγκριση υποβληθέντα Εγγραφα και θα υποβάλει 
αυτά εκ νέου, οπότε το Ελληνικό Δημόσιο/Δημόσια 
Υπηρεσία θα τα εγκρίνει εντός μηνός. Στην περίπτωση 
τυχόν προέγκρισης χωροθέτησης ή έγκρισης περιβαλ¬ 
λοντικών όρων, η παραπάνω προθεσμία θα είναι τρεις 
(3) μήνες. 

36.2.1.2 Εάν ο Παραχωρησιούχος διαφωνεί με τις 
παρατηρήσεις αυτές του Ελληνικού Δημοσίου/Δημόσιας 
Υπηρεσίας θα θεωρήσει το θέμα ως διαφορά που 
επιλύεται σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 39 της παρούσας. 

36.2.1.3 Μικρότερες ή μεγαλύτερες προθεσμίες, που 
ενδεχομένως προβλέπονται στην παρούσα, παραμένουν 
σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόμενη, στο 
άρθρο 36.2.1.1, προθεσμία αντικαθίσταται από τη μι¬ 
κρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία που προβλέπεται 
στην παρούσα. 

3 7 .-ΕΙΔΟ Π ΩΜΣΕ1Σ 

37.1 Ολες οι επιδόσεις, κοινοποιήσεις, γνωστοποιή¬ 
σεις ή επικοινωνίες, προς οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο 
Μέρος, κατά τους όρους της παρούσας, θεωρούνται 
ότι έχουν νομίμως διενεργηθεί εφόσον: 

37.1.1 παραδοθούν, με απόδειξη παραλαβής (στην 
περίπτωση προσωπικής ή ταχυδρομικής αποστολής) ή 

37.1.2 ληφθούν, στην περίπτωση τηλεομοιοτυπικού 
μηνύματος, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) 
ημερών από την αποστολή τους, αποσταλεί πρωτότυπο 
έγγραφο, με πανομοιότυπο περιεχόμενο, με απόδειξη 
παραλαβής από το Μέρος εκείνο στο οποίο απευθύ¬ 
νονται και στις αμέσως κατωτέρω διευθύνσεις ή σε 
οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση την οποία τα Μέρη προσ¬ 
διορίσουν εγγράφως για το σκοπό αυτόν: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ : Χαριλάου Τρικούπη 182, 
Αθήνα 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΣ : Λ. Κηφισίας 38, 

Μαρούσι Αττικής. 

37.2 Οι έγγραφες ειδοποιήσεις θα περιλαμβάνουν και 
ειδοποιήσεις δια τηλεομοιοτυπικού μηνύματος. 

37.3 Επιδόσεις, κοινοποιήσεις ή άλλες γνωστοποιή¬ 
σεις που περιλαμβάνονται σε μη εργάσιμες ημέρες ή 
ώρες θεωρούνται ότι έχουν πσραληφθεί την αμέσως 
επόμενη Εργάσιμη Ημέρα στο μέρος παραλαβής. 

3^_ΕΕΜΪΙΰ_Δ1 ΑΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩ¬ 
ΜΟΣΥΝΗ 

38.1 Επίλυση Διαφορών 

Κάθε διένεξη, απαίτηση διαφορά ή διαφωνία (εφεξής 
"διαφορά") μεταξύ των Μερών ή μεταξύ ενός εκ των 
Μερών και του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή μεταξύ του 
Δημοσίου και οποιοσδήποτε εκ των εκ τρίτου Συμβαλ- 
λομένων, που πηγάζει από ή σχετίζεται με την παρούσα 
Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε θέματος 
σχετικά με την ύπαρξη αθέτησης, την ερμηνεία ή την 
καταγγελία αυτής, θα επιλύεται σύμφωνα με τις διατά- 
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ξεις των άρθρων 38 και 39, εάν δεν λύεται φιλικά. 

Η προσφυγή στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών 
του παρόντος άρθρου δεν αίρει τη δυνατότητα των 
Μερών να επιδιώξουν παραλλήλως τη φιλική διευθέτηση 
της μεταξύ τους διαφοράς, χωρίς αυτές οι προσπάθειες 
διευθέτησης να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή 
της διαδικασίας επίλυσης διαφορών ή των προθεσμιών 
του παρόντος άρθρου και του άρθρου 39, εκτός αντί¬ 
θετης συμφωνίας των Μερών. 

38.2 Διαδικασία ενώπιον της Τεχνικής ή της Οικο¬ 
νομικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 

38.2.1 Οποιαδήποτε διαφορά που απορρέει από ή 
σχετίζεται με οποία δήποτε γνωμάτευση, απόφαση, δια¬ 
πίστωση ή βεβαίωση ή απολογισμό ή οδηγία της Υπη¬ 
ρεσίας ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού και οποιαδήποτε 
διαφορά σχετικά με την οποία γίνεται παραπομπή στην 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, θα υποβάλλεται από ο- 
ποιονδήποτε των Συμβαλλομένων στην κρίση της κα¬ 
τάλληλης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων εντός των α¬ 
ντίστοιχων προθεσμιών ή - όπου δεν ορίζεται τέτοια 
προθεσμία - εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνω¬ 
στοποίηση σε αυτόν της σχετικής γνωμάτευσης, από¬ 
φασης, διαπίστωσης, κρίσης, βεβαίωσης, αξιολόγησης 
ή οδηγίας της Υπηρεσίας ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού 
ή από τη γένεση της διαφοράς. 

38.2.2 Με την παρούσα Σύμβαση συνιστώνται δύο 
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, η Τεχνική Επιτροπή Ε¬ 
μπειρογνωμόνων και η Οικονομική Επιτροπή Εμπειρο¬ 
γνωμόνων, η καθεμία εκ των οποίων αποτελείται από 
τρία (3) μέλη. 

38.2.3 Η Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων απο¬ 
φασίζει για κάθε θέμα που αφορά τεχνικά ζητήματα των 
Εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων με¬ 
λέτης, κατασκευής και τυχόν ελαττωμάτων του Μετρά, 
που παρουσιάζονται μετά την περάτωση και μπορεί 
επίσης να αποφασίσει επί οποιωνδήποτε χρηματικών 
απαιτήσεων ή θεμάτων που σχετίζονται ή αποτελούν 
συνέπεια της διαφοράς. Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται 
από τρία (3) μέλη ανεξάρτητα προς τα Μέρη. Εντός 
δύο (2) μηνών από την Ημέρα Έναρξης Ισχύος, το 
Ελληνικό Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος θα ορίσουν 
από ένα (1) πρόσωπο ως μέλος της Επιτροπής, Το 
τρίτο μέλος (που θα είναι ο πρόεδρος) ορίζεται με 
κοινή απόφαση των δύο ως άνω μελών της Επιτροπής, 
εντός δύο (2) μηνών από το διορισμό τους. Σε περί¬ 
πτωση ασυμφωνίας των μελών να ορίσουν το τρίτο 
αυτό μέλος της Τεχνικής Επιτροπής, αυτό διορίζεται 
από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, μετά από αίτηση 
του Ελληνικού Δημοσίου ή του Παραχωρησιούχου. 

Η αμοιβή των μελών της τριμελούς Τεχνικής Επι¬ 
τροπής Εμπειρογνωμόνων καθορίζεται με συμφωνία του 
Ελληνικού Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου. 

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως, αδυναμίας ή 
άρνησης εκπλήρωσης των καθηκόντων ενός εκ των 
μελών της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, στη 
μεν περίπτωση διορισμένου μέλους από το Ελληνικό 
Δημόσιο ή τον Παραχοιρησιούχο, το Μέρος που το 
διόρισε, στη δε περίπτωση του προέδρου, τα άλλα δύο 
μέλη, εντός είκοσι (20) ημερών θα αποφασίσουν την 
αντικατάσταση του σχετικού μέλους και προς το σκοπό 
αυτόν θα επιδώσουν έγγραφη γνωστοποίηση στο άλλο 
Μέρος και τα λοιπά μέλη της τεχνικής Επιτροπής ή 
ανπστοίχως στα Μέρη. Σε περίπτωση διαφωνίας για 
τον ορισμό του νέου προέδρου, ισχύουν οι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου 38.2.3. 

38.2.4 Η Οικονομική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων α¬ 
ποφασίζει για όλες τις διαφορές, που αναφέρονται στο 


άρθρο 38.2.1, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή που 
δίνεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 38.2.3. 

Για τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής Ε¬ 
μπειρογνωμόνων, την αμοιβή των μελών της, τη διάρκεια 
της θητείας τους και την αντικατάσταση των μελών 
της σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, άρνησης ή 
αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων της εφαρμό¬ 
ζονται κατ' αναλογία (ταυίαΐίε ηηυίαηάίε) οι διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου 38.2.3. 

38.2.5 Οι ανωτέρω Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων έ¬ 
χουν πλήρη αρμοδιότητα να αναθεωρούν, να τροπο¬ 
ποιούν ή να επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε γνώμη, από¬ 
φαση, διατύπωση, κρίση, βεβαίωση, αξιολόγηση ή οδηγία 
της Υπηρεσίας ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

38.2.6 Κάθε παραπομπή στην Επιτροπή Εμπειρο¬ 
γνωμόνων θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα: 

- συνοπτική περίληψη της φύσης και του ιστορικού 
της διαφοράς, των σχετικών πραγματικών περιστατικών 
και ~ων θεμάτων που πρέπει να κριθούν, 

- τα μέτρα που το προσφεύγον μέρος ζητεί να 
ληφθούν, και 

- φάκελο με τα αντίγραφα της αλληλογραφίας, των 
εκθέσεων και των άλλων εγγράφων, τα οποία το προ¬ 
σφεύγον μέρος επιθυμεί να επικαλεστεί και επί των 
οποίων θεμελιώνει το αίτημά του. 

38.2.7 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα καθορίζει η 
ίδια τους κανόνες της διαδικασίας, είτε κατά τρόπο 
γενικό ή κατά περίπτωση (αά Νοο). 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω γενικών διατάξεων, 
η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων θα έχει τις ακόλουθες 
εξουσίες: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμό¬ 
νων μπορεί να αποφασίσει εάν θα ακολουθηθεί ακροα¬ 
ματική διαδικασία ή θα ζητηθεί εξέταση μαρτύρων ή 
εάν η διαφορά θα επιλυθεί βάσει εγγράφων αποδείξεων 
ή και τα δύο. Ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
τη γραπτή υποβολή της κατάθεσης μάρτυρα, με ενυ¬ 
πόγραφη δήλωση, καθώς και την υποβολή κάθε Εγ¬ 
γράφου (ή αντιγράφων του) που βρίσκεται στην κατοχή 
των Μερών. Ο πρόεδρος δύναται να ζητήσει την πα¬ 
ρουσία εκπροσώπων της Υπηρεσίας και του Παραχω¬ 
ρησιούχου ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού, κατά τη 
δ'άρκεια της διαδικασίας, και να τους υποβάλει ερω¬ 
τήσεις ή να τους ζητήσει έγγραφε^ διευκρινίσεις. 0 
πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
δύναται να ζητήσει να ληφθούν και να αναλυθούν 
δείγματα υλικών ή να εκπονηθούν επί τόπου δοκιμές 
από ειδικούς. 

38.2.8 Με την επιφύλαξη του άρθρου 38.2.7, ο πρόε¬ 
δρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων καθορίζει την 
ημερομηνία, το χρόνο και τον τόπο της ακροαματικής 
διαδικασίας, καθώς και τους κανόνες της διαδικασίας, 
και καλεί τα Μέρη να παραστούν σε αυτήν. Έκαστο 
των Μερών δύναται να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων μετά ή δια των νομικών, τεχνικών 
ή/και οικονομικών συμβούλων του. 

38.2.9 Όλες οι αποφάσεις της Επιτροπής Εμπειρο¬ 
γνωμόνων λαμβάνονται και κοινοποιούνται στα Μέρη, 
σύμφωνα με το άρθρο 38.2.10, εντός είκοσι οκτώ (28) 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων των εγγράφων που αναφέρονται στο 
άρθρο 38.2.6. Η προθεσμία έκδοσης απόφασης δύναται 
να παραταθεί για είκοσι οκτώ (28) επιπλέον ημέρες, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση του προέδρου. 

38.2.10 Η αιτιολόγηση κάθε απόφασης της Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων θα δίδεται εγγράφως. Κάθε απόφαση 
θα αναφέρει εάν ελήφθη ομόφωνα από την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων. Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, 
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θα αιτιολογείται οποιαδήποτε διαφορετική γνώμη. 

38.2.11 Οι αμοιβές και τα έξοδα των μελών κάθε 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων καταβάλλονται ισομερώς, 
απο τα Μέρη, για κάθε παραπομπή. 

38.2.12 Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Εμπει¬ 
ρογνωμόνων θα είναι προσωρινά εκτελεστή από τα 
Μέρη μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της οριστικής 
διαιτητικής απόφασης. Η διαφορά που αποτελεί το 
αντικείμενο της απόφασης θα παραπεμφθεί σε διαιτησία, 
από οποιοδήποτε Μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 39, 
εντός σαράντα (40) ημερών από τη γνωστοποίηση της 
σχετικής απόφασης της Επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 38.2.9. Σε περίπτωση που δεν παραπεμφθεί η 
απόφαση της Επιτροπής σε διαιτησία εντός της προα- 
ναφερόμενης ημερομηνίας, η απόφαση της Επιτροπής 
καθίσταται αμετάκλητη και εκτελεστή. 

38.2.13 Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων διαλύεται αυ¬ 
τομάτως, κατά την ημερομηνία που απέχει χρονικά δύο 

(2) έτη απο την αντίστοιχη ημερομηνία κατά την οποία 
πιστοποιήθηκε η ουσιαστική περάτωση των Εργασιών, 
στη Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών, εκτός αντίθετης 
συμφωνίας των Μερών. Νέες Επιτροπές Εμπειρογνω¬ 
μόνων θα συσταθούν από τα Μέρη, αναλόγως των 
αναγκών, οπότε οι διατάξεις του άρθρου 38.2 θα έχουν 
εφαρμογή ως προς το διορισμό, τη σύσταση και τη 
λειτουργία τους, εκτός σε ό,τι αφορά την περίοδο του 
διορισμού του(ς) που θα αποφασίζεται σε κάθε περί¬ 
πτωση από τα Μέρη. 

39. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

39.1 Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την παρούσα 
Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή (εκτός από διαφορά που 
δεν παραπέμφθηκε σε διαιτησία εντός σαράντα (40) 
ημερών από την επίδοση της σχετικής απόφασης της 
Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το άρθρο 
•38.2.12) μπορεί να παραπεμφθεί, από οποιονδήποτε 
•από τους Συμβαλλομένους, σε διαιτησία, όπου και τε- 
λικώς θα επιλυθεί (αποκλεισμένης οποιοσδήποτε άλλης 
δικαιοδοσίας) βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων 
διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου 
(1.0.0.). Το Διαιτητικό Δικαστήριο απαρτίζεται από τρεις 

(3) διαιτητές, που ορίζονται ένας από το Ελληνικό 
Δημόσιο και ένας από τον Παραχωρησιούχο, ο δε τρίτος 
με κοινή συμφωνία των άλλων διαιτητών, εντός σαράντα 
(40) ημερών από το διορισμό του δεύτερου διαιτητή ή, 
σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, εντός ίδιας 
προθεσμίας από τη διαπίστωση της διαφωνίας, σύμφωνα 
με τους κανόνες διαιτησίας του 1.0.0.. 

39.2 Οι διαιτητές θα έχουν πλήρη εξουσία να διευ¬ 
ρύνουν, να αναθεωρήσουν, να διορθώσουν ή να επι¬ 
βεβαιώσουν οποιαδήποτε γνώμη, απόφαση, διαπίστωση, 
κρίση, πιστοποίηση, αξιολόγηση ή οδηγία της Υπηρεσίας 
ή του Ανεξάρτητου Μηχανικού ή οποιαδήποτε απόφαση 
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. 

Μέχρι την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως δεν 
αναστέλλονται οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των Μερών 
εκτός διαφορετικής ρυθμίσεως στην παρούσα. 

39.3 Οι Συμβαλλόμενοι δεν θα περιορίζονται ενώπιον 
των διαιτητών στις αποδείξεις ή στα επιχειρήματα που 
προέβαλαν ενώπιον της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. 

39.4 Η διαιτησία διεξάγεται στο Λονδίνο. Η γλώσσα 
της διαιτησίας θα είναι η αγγλική. Κατά τη διεξαγωγή 
της διαιτησίας θα λαμβάνονται υπόψη και οι αρχές της 
καλής πίστης και της επιείκειας. 

39.5 Η απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου θα είναι 


οριστική και αμετάκλητη, δεν θα υπόκειται σε οποιο- 
δήποτε τακπκό ή έκτακτο ένδικο μέσο και θα αποτελεί 
εκτελεστή πράξη που δεν θα χρειάζεται να κηρυχθεί 
εκτελεστή από τα Δικαστήρια. Οι Συμβαλλόμενοι απο¬ 
κλείουν και παραιτούνται από κάθε ένδικο μέσο ή μέσο 
προσφυγής, ενώπιον οποιοσδήποτε Δικαστηρίου ή άλ¬ 
λης Δικαστικής Αρχής, που θα μπορούσε να έχουν 
δικαιοδοσία ή αρμοδιότητα. 

40. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

40.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται, ερμηνεύεται και 
εκτελείται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. 

40.2 Ειδικότερα, η Σύμβαση αυτή διέπεται από τον 
κυρωτικό νόμο που κατισχύει οποιοσδήποτε άλλου νό¬ 
μου, γενικής ή ειδικής ισχύος, εν ισχύι κατά την Ημέρα 
Έναρξης Ισχύος, εκτός των νόμων που θεσπίζονται 
για την εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή την εφαρμογή διεθνών συνθηκών. Συμπληρωματικά, 
για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, ε¬ 
φαρμόζεται η νομοθεσία περί εκτελέσεως των δημόσιων 
έργων, όπως εκάστοτε ισχύει, η περί δημοσίων προ¬ 
μηθειών νομοθεσία, η νομοθεσία για την προστασία του 
περιβάλλοντος, καθώς και ο Αστικός Κώδικας. 

40.3 Πριν από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπογραφείσα Σύμ¬ 
βαση έχει αποδεικτικό χαρακτήρα για το περιεχόμενό 
της, πιστοποιεί την έγκριση του αποτελέσματος του 
ολοκληρωθέντος διαγωνισμού από τον Υπουργό Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και απο¬ 
τελεί πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της περιόδου των 
διαπραγματεύσεων με τον Παραχωρησιούχο. 

40.4 Ολες οι ρυθμίσεις που διέπουν το Έργο, καθώς 
και οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές, που θα χρησι¬ 
μοποιηθούν κατά την εκπόνηση των μελετών, την κα¬ 
τασκευή και τη λειτουργία του Μετρό, αποτελούν ερ¬ 
μηνευτικά ένα ενιαίο σύνολο. 

40.5 Η Σύμβαση αυτή δύναται να τροποποιηθεί ή να 
συμπληρωθεί μόνο μετά από γραπτή συμφωνία των 
Μερών και με τη διαδικασία που θα ορισθεί στον 
κυρωτικό νόμο. 

41. ΥΠΟ ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ -ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΥΤΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

41.1 Οι υποχρεώσεις που έχει ο Παραχωρησιούχος 
από την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης σε σχέση με 
την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Μετρό 
εκπληρώνονται στα πλαίσια της σύμβασης κατασκευής 
και της σύμβασης λειτουργίας και συντήρησης. 

41.2 Διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α. Ο Κατασκευαστής θα αναλάβει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Σύμβασης Κατασκευής, όλες τις υπο¬ 
χρεώσεις του Παραχωρησιούχου που περιέχονται στη 
Σύμβαση Παραχώρησης και που αφορούν τη μελέτη, 
κατασκευή, δοκιμή και θέση σε λειτουργία των Εργασιών. 
Συνεπώς, ως γενική αρχή που διέπει τις σχέσεις μεταξύ 
των Μερών και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
Σύμβασης Κατασκευής, ο Κατασκευαστής δεν θα έχει, 
βάσει της Σύμβασης Κατασκευής, περισσότερα δικαιώ¬ 
ματα και υποχρεώσεις έναντι του Παραχωρησιούχου απ' 
ό,τι έχει ο τελευταίος έναντι του Δημοσίου, βάσει της 
Σύμβασης Παραχώρησης. 

Συνεπώς, ο Κατασκευαστής θα δικαιούται πρόσθετη 
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πληρωμή, Θετικές Ζημίες ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ή 
δικαίωμα οποιοσδήποτε φύσης, όπως παράταση προ¬ 
θεσμίας κατασκευής ή παράταση τμηματικών προθε¬ 
σμιών που θα δικαιούται ο Παραχωρησιούχος, σύμφωνα 
με οποιαδήποτε πρόβλεψη της Σύμβασης Παραχώρη¬ 
σης. 

β. Ο Διαχειριστής θα αναλάβει, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης, όλες 
τις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου που περιλαμ¬ 
βάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και σχετίζονται 
με τη λειτουργία και συντήρηση του Μετρό. 

Συνεπώς ως γενική αρχή η οποία διέπει τις σχέσεις 
μεταξύ των Μερών και σύμφωνα με τις σχετικές δια¬ 
τάξεις της Σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης, ο 
Διαχειριστής δεν θα έχει, βάσει της Σύμβασης Λειτουρ¬ 
γίας και Συντήρησης, περισσότερα δικαιώματα και υ¬ 
ποχρεώσεις έναντι του Παραχωρησιούχου, απ' ό,τι έχει 
ο τελευταίος έναντι του Δημοσίου βάσει της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 

41.3 Η Κοινοπραξία "Θεσσαλονίκη Μετρό" και οι ε¬ 
ταιρείες μέλη αυτής Βουγ9υβ5, ΒοΓπββτάϊθΓ, 5ΝΘ 
ίανβΐίπ, δγείΓα-δοίτβΙυ, νΐΑ ΟΤΙ, ενεργώντας με την 
παρούσα ως εγγυητές, αναλαμβάνουν ατομικώς, αδιαι- 
ρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου: 

α. Να συγκεντρώσουν και να καταβάλουν όσα ποσά 
Ιδίων Κεφαλαίων απαιτηθεί να καταβάλουν, σύμφωνα 
με την παρούσα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις 
εγγυητικές επιστολές των άρθρων 17.1.1. και 17.1.2 
της παρούσας. 

β. Να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες 
που αναλαμβάνει ο Κατασκευαστής, έναντι του Παρα¬ 
χωρησιούχου, βάσει της Σύμβασης Κατασκευής, όπως 
και όποτε οι παραπάνω υποχρεώσεις και ευθύνες γί¬ 
νονται απαιτητές και εκτελεστές, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις της Σύμβασης Κατασκευής και τη σχετική εγ¬ 
γύηση που προκύπτει από αυτήν. 

γ. Να εκπληρώσουν ή να αναλάβουν την αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρον ευθύνη για όλες τις υποχρεώσεις 
και ευθύνες που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής, έναντι 
του Παραχωρησιούχου, βάσει της Σύμβασης Λειτουργίας 
και Συντήρησης, όπως και όποτε οι παραπάνω υπο¬ 
χρεώσεις και ευθύνες γίνονται απαιτητές και εκτελε¬ 
στές, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Λειτουρ¬ 
γίας και Συντήρησης και τη σχετική εγγύηση που προ¬ 
κύπτει από αυτήν. 

δ. Να διασφαλίσουν ότι η Μέση Μηνιαία Τεχνική 
Διαθεσιμότητα του Μετρό για το διάστημα μετά τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας και για όλη τη διάρκεια της 
Περιόδου Παραχώρησης θα είναι ίση με 0,98, σύμφωνα 
με τα Προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.1(γ) της παρούσας. 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ το Ελληνικό Δημόσιο 
και ο Παραχωρησιούχος υπέγραψαν την παρούσα Σύμ¬ 
βαση, δια των εξουσιοδοτουμένων εκπροσώπων τους, 
την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρού¬ 
σας. 

Κ. Κωνσταντίνος ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

Για το Ελληνικό Δημόσιο 

(υπογραφή) 


Κ. ΡίΘΓΓΘ ΒΟΙΒΑΙΙΟ 

Για τον Παραχωρησιούχο 

(υπογραφή) 

Κ. ΜίοΓιβΙ ΟΟΤΕ 

Για την ΒΟΙΙΥΘυΕδ 3.Α. για λογαριασμό της 
Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ΤόίβΓτγ 055ΕΝΤ 

Για την 5Υ5ΤΒΑ για λογαριασμό της Κοινοπραξίας 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ϋβοςυβδ ΡΕΡΝΟΤ 

Για την νΐΑ ΘΕΝΕΒΑΙΕ ΟΕ ΤΒΑΝ5ΡΟΠΤ ΕΤ Ο' 
ΙΝΟυδΤΒΙΕ 3.Α., για λογαριασμό της Κοινοπραξίας 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

κ. ννίΐΐίβπι δρυππ 

Για την ΒΟΜΒΑΡΟΙΕΡ ΙΝΩ., για λογαριασμό της 
Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. 03 ΓΙ ΚΟνΑΟΗ 

Για την ΒΟΜΒΑΡΟΙΕΡ ΙΝΘ., για λογαριασμό της 
Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ΡίοΙτΗτά ΜΑ55Ε 

Για την 5ΝΟ ΙΑνΑϋΝ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΙΝΩ., για 
λογαριασμό της Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ϋοόπ ΗΑΝ3ΕΝ 

Για την 3ΝΩ ΙΑνΑϋΝ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΙΝΩ., για 
λογαριασμό της Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ϋοβπ-ΡίβΓΓβ ΩΟΜΒΟΤ 

Για την ΒΟΙΙΥΟυΕδ 5.Α., ως μέλος της Κοινοπραξίας 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ΤΝβιτγ 035ΕΝΤ 

Για την 5Υ3ΤΗΑ, ως μέλος της Κοινοπραξίας 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ΜίοΗβΙ ΩΟΡΝΙί 

Για την νΐΑ ΘΕΝΕΒΑΙΕ ΟΕ ΤΗΑΝ5ΡΟΒΤ ΕΤ Ο¬ 
ΙΝΟΙ) 8ΤΒΙΕ 5.Α., ως μέλος της Κοινοπραξίας 
"ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 

Κ. ννίΙΙίβτη 5ΡΙΙΗΗ 

Για την ΒΟΜΒΑΡΟΙΕΡ ΙΝΩ., ως μέλος της 
Κοινοπραξίας "ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ" 

(υπογραφή) 
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ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ 5ΤΑΤΕ 
- απίΐ - 

ΤΗΕ ΟΟΜΡΑΝΥ 
ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ δ.Α. 

ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ 

οοΝΟΕδδίοΝ <:οντκα<:τ 
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ΤΑΒΕΕ ΟΓ (ΓΟΝΤΕΝΤ5 

ΑΚΤΚΧΕ5 

1. ΟεΓϊηΐίΐοηδ 

2. Οοηώ'ίϊοηδ ρτεεεάεηί ίο ίΗε εηίτγ ίηΐο Γοτεε οί ίΐιε Οοηίτ&εί 

3. ΟοηίΓΕΟίυαΙ 5οορε 

4. ϋ« 5 Ϊ§η οί ιΐιε Μείτο Ρπ^εοί - 5υρετνϊδΐοη 

5. ΕεικΙ Κί§1ιί5 

6. Μείτο Οοηδίηκίϊοη ννοτίίδ 

7. Μείτο Οοηδίηιοίϊοη Οοηιρίείΐοη Οείκΐΐΐηε - Εχίεηδΐοηδ 

8. ϋεαάΐίηεδ Γογ ίΐιε (Γοηδίηιείϊοη οΓ ρ&Πδ οί ιΕε Μείτο 

9. Ρεη&ΐίΐεδ 

10. ΙΙεΙ&ίίοηδ βεηνεεη ίΗε Οτεείί 5ίαίε - ίΚε ΟοηοεδδίοηΕΪτε - ϋιε ΟοηδίηιείοΓ - Λε 
ΑοΙτηϊηίδίΓΕίοΓ 

11. Αηίϊςιιΐίΐεδ - Ρτοίεοίΐοη οΓ ΐΗε (Γηΐίιιταί ΗεήΐΕ§ε 

12. Αδεετίαΐηιηεηί οΓ \νοτ!ίδ Οοπιρίεΐΐοη - (Ζοπιπιεηοεπιεηΐ οί ΟρετΕίϊοη αικί 
ΜαΐηίεηΕπεε οΓ ίΐιε Μείτο 

13. ΟοηίπΕαίϊοη 

14. ΡΐιΐΕηοίη§ οΓ ίΐιε Ρπ^εοί &γ ίΐιε (ΓοικεδδΐοηΕΪτε 

15. Τίο^εΙδ’ Ρπεε ΟείεπηΐηΕίίοη ατκΐ ΑάάίίίοπΕί ΕχρΙοΐΐΕίΐοηδ 

16. Ορεταίίοη Εηύ Μ&ίηίεηαηεε 

17. Εεΐίετδ οΓ ΟαΕΤΕΠίεε 

18. ΟΜϊ§δίΐοηδ οΓ ΓΚε Οτεε1< ^ίαίε 

19. δετνκεδ οΓ Λε ΡιιΕΙίε υΐϊΐιίν ΟΓβΕηίδαΐϊοηδ (Ρ.υ.Ο) 

20. ναπ&ιϊοηδ 

21. Ιικ1ειτιηϊίΐε$ 

22. Ιηδυτ&ηοε 

23. Ροτοε Μ3.]εατε 

24. Οοργπ^ΐιΐ 

25. ΙηίοπτίΕίΐοη ζηά Κ.εροττϊη§ 061ΐ§3ίΐοη5 

26. (Ζοηίκίεηΐΐαΐΐίγ 
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27. Αδδΐ§ηιηειιΙ 3ΐκί δεοατίίγ 

28. Οΐ3η§ε ϊη ίεβΐδίαύοη 

29. Τεπηΐη&ϋΐοη οΓ ίΐιε Οοηίταοί άιχε ίο άε&αΐί οί ίΗε ΟΓεεΙν. δίαίε 

30. Οαιΐδεδ Γογ Τεπτιίη&ίϊοη οί ίΐιε ΟοηίτΕοί βγ &ε ΟΓεεΙκ δίαίε <ίιιε ίο ίΗε <1εί3ΐι1ί οί 
Λε ΟοποεδδΐοηΕΪτε 

31. (Γοηδεςυεηοεδ ίη 03δε Ιίιε Οοηίταεί ΐδ ίεππϊη3ΐεά βγ ιΐιε Οεείί δίαίε (Ιαε ίο άε&ιαίί 
οΓ ίΐιε ΟοηοεδδΐοηαΪΓε 

32. Τεπηδ τεΓειτεί! ίο ώε ΕεηάεΓδ 

33. Εηά οΓ Οοηϊηείιιαΐ Ουταύοη 

34. Ταχ 3ΓΓ3η§επιεηί5 

35. Μΐδεείΐαηεουδ ΡΓονϊδϊοηδ 

36. Ρεπηΐίδ - ΑρρΓον^Ιδ 

37. Νοϋϋϋοαίΐοηδ 

38. ϋΐδρυίε τεδοΐιιίΐοη - ΕχρειΤίδε 

39. Ατί)ΐΐΓ3ΐϊοη 

40. Εα\ν ΐη ΡοΓεε - ΙηίεΓρΓεί&ίΐοη 

41. ΟΜΐρίΐοηδ 3η<1 Γεδροηδΐβϋΐίϊεδ οΓ ίΗε Ιοΐηί νεηίιιτε «ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ 
ΜΕΤΡ.Ο» &η(1 οί ϊίδ ιηειηβεΓδ ννΐίΐι Γε§ατά ίο ώε Οίεε1< δίαίε 
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ΑΝΝΕΧΕ5 


Αηηβχ 1 


Αηηβχ Ια 
Αηηβχ 2 
Αηηβχ 3 
Αηηβχ 3α 
Αηηβχ 4 

Αηηβχ 4α 

Αηηβχ 5 
Αηηβχ 6 
Αηηβχ 7 
Αηηβχ 7α 
Αηηβχ 8 
Αηηβχ 9 


Αηηβχ 10 

Αηηβχ 11 
Αηηβχ 12 
Αηηβχ 13 


Οβδοπρίΐοη ο£ ίΗε Ρπ^εοΙ - ϋεδί§η Οπίεπα 
Αρρεηίΐΐχ 1 ίο Αηηεχ 1 - δγδίειη αηά ΡίΖΟ 
Αρρεηάΐχ 2 Ιο Αηηεχ I - Ορεταίΐοη αη<1 Μαΐηίεηαηεε 
Αδ ρβτ ηβονε Γοι ίΐιε αΐιεπιαρνε δοΐηίϊοη 
Ρΐηαηεϊαΐ Αβτεβπιεηΐδ 
Ρίηαηεϊαΐ Ρΐαη 

Ρΐηαηεΐαΐ ρΐαη Γογ ίΗε αΙίετηαΡνε δΰΐηίϊοη 

α) ΒΓβα1<άο\νη οΓ ίΗε Εατηρ 5ατη Ρποε Γογ ίΗε Μαΐη \νοΓΗδ-(ΑΐΒΗ) 

0) Ραταΐΐεΐ ΨοτΗδ Ρπεε ϋδί 

α) Βτεα1«1ο\νη οΓ ίΗε Εαπιρ 5αιη Ρπεε Γογ ίΗε Μαΐη ν/οτΗδ - ΑΙίεπιαϋίνε 
δοΐιιίΐοη 

Κεγ Ενεηίδ δεΗεώιΙε 
(ΓοηδΟτιεΡοη Οοηίταεΐ 
(Ζοηδίηιείίοη Τΐιηε δεΗεάυΙε 

Οοηδίτυοίϊοη Τϊπιε δεΗεάιιΙε Γογ ίΗε αΐίεπιαίίνε δοΐιιίίοη 
ΙείΐεΓδ οΓ Οιιαταηίεβ 

α) Οοηεεδδϊοηαίτε ΑιΤϊεΙβδ οΓ Αδδοεΐαίϊοη 

0) ΕδίαΗΙΐδΗπιεηΙ Α§τεειηβηί οΓ ίΗε ΐοίηί νεηίιιτε «ΤΗΕ55Α10ΝΙΚ1 
ΜΕΤΚ.Ο» 

α) θΓα\νΐη§ 1 : Μείτο Οεοιιραίϊοη Ατεαδ 

Η) Οτα\νΐη§ 2 : Οεευραποη ατεαδ Γογ ίΗε ετεαίϊοη οΓ δΐίεδ 

Ορεταίϊοη αηά Μαΐηίεηαηεε (ΓοηΡαεί 

ΡτεενίΓδΟΓγ ν/οΓ^δ Τίηιε δεΗεάυΙε 

Τεπρ δΗεεί οΓ ίΗε Ιηάερεηίΐεηί Εηβΐηεετ Α§χεεπιεηί 




1°_ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

ΤΗΙ5 ΟΟΝΤΚΑΟΤ Ϊ5 ηΐ3<1ε ατκΐ εηίεΓεά ϊηίο ϊη Αίΐιεηδ οη ίΐιε 5 (Η οί Ρεβηιοτγ οί 1999 


ΒΕΤ\νΕΕΝ : 


1. ΟΝ ΤΗΕ ΟΝΕ ΡΑΚΤ 


ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ δΤΑΤΕ (ΗεΓείηηβεΓ Γείειτεά ίο 35 ίΐιε “Οεβίί 5ί3ίβ” ογ ίΗε 
“δίβίε” ογ ίΗε “Ο^νηβΓ οί ίΗε ΡΓθ]βεί (Ο.ο.Ρ)”) άυίγ Γερ^εηίεά 1>γ 
Κοη5ΐ3ηίίηο5 Ε 3 Π 0 Ι 15 , ΜΐηίδίεΓ οί Εηνίτοηπιεηΐ, ΡΗγδϊοαΙ Ρ1αιυώι§ αηά Ρυ61ϊο 

^ογ 1<5 (Ε.Ρ.Ρ.Ρ.λν.), Ηανΐηβ ίί5 Γε^ίδίεΓεά οίίϊεε ίη Αώεη 5 , 182 αιοηΐοοιι 
Τπΐίουρΐ δίτ., 


2. ΑΝϋ ΟΝ ΤΗΕ ΟΤΗΕΚ ΡΑΚΤ 


ΤΙιε δοείείε Αηοηγπιε, η3πιεί1 “ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ δ.Α.” ΗεΓοίηΗίΐεΓ 
Γείειτεεί ίο 35 ±6 “<ΤοηΐΓ3είοΓ οί ΙΗε Οοηεεδδίοη” ογ “Οοπε 655 ίοπ 3 ΪΓε” ογ 
“Ο οηίΓαείοΓ”, Κ3νΐη§ ϊίδ Γε§ίδίεΓε(1 οΓΓιοε ΐη Ματοαδδί Αίΐίΐο, 38, ΚίίΪ 55 ί 35 Αν., 
\νΚϊεΗ Ηε 5 βεεη ΐηοοηρθΓ3ίε(ί \νΐί1ι ώε 5ΐ3ίιιί0Γγ 30ί ηιιτηίοεΓ 41539/6.8.98 οί ίΚε 
ρυΙ)Ιίο ηοί3τγ οί ΑΐΗεηδ, Ν& 0 Ι 305 Η3Γ3ΐ3πι1)οα5 δί35Ϊηοροιι1θ5, 3 οεηίίϊεά εορν 
οί ννίιΐοΐι 15 3«3θ1ιε(1 Η«Γβΐη 35 Αηηεχ 93. ΤΙιε Αιΐίεΐεδ οί Α 55 θοΐ 3 ίίοη οί ώε 
36ονε 0οηεε55ίοη3ΪΓε 1ΐ3νε βεεη δυβπύίίεά ίοΓ 3ρρΓον3ΐ 6γ ίΗε ΡΓείεεϊυτε οί 
Αίήΐό αηάεΓ ηυιηΗεΓ ΕΜ 9711/20.8.98, 3ΐκ1 Γε§ί5ίεΓε(1 ίη ιΗε ΤεεΗηίεοΙ 
ΟοπΐΓηεΓ0Ϊ3ΐ 3ηά Ιπί1ιΐ5ΐπ3ΐ Οΐ3τηΙ)εΓ οί ΑιΗεηδ υη(1εΓ Γε§Ϊ5ίΓ3ίϊοη ηαιηβεΓ 
24455/11.8.98. ΤΗε ίηίίίηΐ δΗβτε εβρίίηΐ οί ίΗε εοΓηραηγ Ϊ 5 εςηοΐ ίο ίννεηίγ (20) 
πιίΐΐίοη άτ3ε1ΐΓη35 3Πί1 ΐί5 5ΐΐ3τεΙιο1(1εΓ5 3τε ίΗε ίο11ο\νϊη§: 

3. ΤΗε οοπιροηγ ΒΟϋΥΟΙΙΕδ, 3 δοεΐείε 3ηοηντηε Γε§Ϊ 5 ίεΓεά 3 η <1 εχΪ 5 ίϊη§ 
ιιηάεΓ ΡΓεηεΙι Ε3 λυ, Γε§ΐ5ίεΓρά 3ί ίΗε Κε§Ϊ5ϋτε <ίυ ΟοπιπιεΓοε εί άεδ δοεΐείεδ 
οί νεΓ53Ϊ11ε5 ιιικΙεΓ ίΗε ηυιηΗεΓ Β 572 015 246 ΗεΓείη 3 ίίεΓ τείειτεεί ίο 35 
“ΒΟυΥΟυΕδ”, 

5. ΤΕε οοίπρΕπγ η3ΐηεά ΒΟΜΒΑΚΟΙΕΚ Ιηο.” Γε§Ϊ5ίεΓε(1 από εχΪ 5 ΐϊη§ ιιικΙεΓ 
0αη3<1ΐ3η Ε3\ν, Γε§Ϊ5ΐεΓε<1 υηάεΓ ηιιτηΗεΓ 346051-7 ΗεΓεΐη 3 ίϊεΓ τείεττεά ίο 35 
«ΒΟΜΒΑΚΌΙΕΚ» 

ε. Πιε δοεΐείε 3ηοηγττιε ηβπιεεί “δΥδΤΚΑ - δΟΡΡΕΤΙΓ Γε£Ϊ5ίεΓε(1 3 ηά 
εχΪ5ίϊη§ ιιηίίεΓ ΡΓεηεΙι Εονν Γε§ίδίεΓε(1 αί ίΐιε Κ.ε§ί 5 ίτε <1ιι (ΤοπιιηεΓεε εί <1ε5 
δοεΐείεδ άε Ρ3Π5 ιιη<3εΓ ηυιηΗεΓ Β5 72133619 ΗεΓεΐηηΑεΓ τείειτεά ίο 35 
«δΥδΤΚΑ» 
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ιΐ. ΤΗε δοείείε Εηοηγιηε ηοιηειΐ “νΐΑ Ο.Τ.Γ’ ΓεβίδϊεΓεά Εηά εχΐδίΰΐβ αηίΙεΓ 
ΓΓεηεΗ Εε\υ Γε§ί$ίεΓε<1 Εί ίΗε Κ.ε§ίδίτε άυ ΟοηυηεΓοε εί άεδ δοείείεδ <1ε 
ΝΕπίεπε ιηκΙεΓ ηυπιΗεΓ Β552111809 ΗεΓείηΕΡίεΓ τείειτεά Ιο Εδ «νΐΑ Ο.Τ.Ι.» 

ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕίχε ίδ 1ε§Εΐ1γ τερΓεδεηΙεά ΐη ίΗε ρκδεηί ΟοηΐτΕεί Ηγ Μτ 
Ρίειτε ΒοϊγεικΙ, Γεδϊίϋη§ ίη Τενηΐΐοίδ Ρειτεί ΡΓΕηεε (92300), 40, ΟΗΕρίαΙ 
δίτεεί, 1ε§Εΐ1γ ΕϋΐΗοπδεά Εεεοπϋη§ ίο Ετίίείε 45 οΡ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίΓε’δ 
Αιΐίεΐεδ οΡ Α.δδοείΕΤ >π. 

Ιί ίδ εΐΕηίίεά ιΙιεΙ ίΗε ΟοηεεδδΡ ηΕΐτε ΤΗΕδδΑΤΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚ.0 δ,Α. δΗαΙΙ ίταηδίεΓ ίίδ 
ΙιεΕά οΡΓιεε ίο ΤΗβδδΕίοηίΙά ννΐΐΐιΐη ϋννο (2) ιηοηΐΗδ Ργοπι ίΗε ΕΡΡεείίνε ϋΕίε ΗείεοΡ. 


ΑΝϋ ΟΝ ΤΗΕ ΤΗΙΓΗ) ΡΑΚΤ 


ΤΗε ,ίοίηί νεηϋιιτε “ΤΗΕδδΑΙΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚ.Ο”, ΗεΓείηΕΡίεΓ ΓεΡειτείΙ ίο Εδ ίΗε Μοίηί 
νεπίατε” (ογ Ην ΕΗΗΓενΪΕίίοη ]/ν), εδΙΕΗΙίδΗείΙ Ηγ νήΐιιε οΡ ίΗε ρπναίε Ιοίηί νεηίιηε 
εδίΕΗΙϊδΗιηεηί Εετεετηεηί άΕίεά 27/01/99, ε εειίιίϊεά οοργ οΡ ννΗίεΗ, ννΗΐοΗ δΗαΙΙ Ηε 
άιιΐγ οειΤίΓιεί! Ηγ ίΕε οοηιρεΐεηΐ Τεχ ΑυίΗοήίν, ίδ ΕίίΕθΗε(1 ΗεΓείο Εδ Αηηεχ 9Η, (Ιαίγ 
τερΓεδεηίείΙ Ηγ Ρίειτε ΒοϊτΕΐιά, ΓεδίΛεηί οΡ ΡενΕΐΙοίδ, ΡΐΕηεε (92300), ΟΗΕρϊΕΐδίτ., 
ηιχτπΗεΓ 40, Εδ \νε11 Εδ ίΗε ΓοΙ1θΛνίη§ εοιηρΕπίεδ πιβπιΗβΓδ οΡ ίΗε Ιοίηί νβηίιΐΓβ : 

ε) ΤΗε δοείείε Εηοηγηιε ΠΕίηεά “ΒΟυΥΟυΕδ”, ε δοείείε Εηοηγηιε Γεβίδίετεεί Εηίΐ 
εχίδίίη§ υηάεΓ ΡΓεηοΗ Εε\υ, Γε§ίδίεΓε(1 Εί ίΗε Κ.ε§ίδίτε άυ ΟοπυηεΓεε εί άεδ 
δοείείεδ οΡ νεΓδΕΪΙΙεδ ιιηάεΓ ίΗε ηιιιηΗεΓ Β 572 015 246 ΗεΓείηΕΡίεΓ τεΡειτεά ίο Εδ 

“Βουγουεδ”, 

Η) ΤΗε δοείείε Εηοηγτηε πάπιες “ΒΟΜΒΑΚϋΙΕΚ”, Γε§ίδίεΓε«1 Εηά εχΐδϊίη§ αικίεΓ 
ΟΕΠΕάΪΕη Εε\υ, Γε§ϊδίεΓε<1 αικίεΓ ηιιπιΗεΓ 346051-7 ΗεΓείηΕΡίεΓ τεΡειτεά ίο ε? 
«ΒΟΜΒΑΚΙΗΕΚ» 

ο) ΤΗε δοείείε Εηοηγτηε ηΕΐηείΙ “δΝΟ-ΕΑνΑΙΤΝ ΙηίεπίΕίίοηΕΐ Ιηε.”, Γε^ίδίεΓεά ζηά 
εχΪ5ίϊη§ αηάεΓ ΟεπεγΕεπ ΐΕ\ν, τεαΐδΙεΓείΙ ίη ίΗε Κ.ε§ίδίτγ οΡ ίΗε Μίηίδίτγ οΡ 
Ιηάυδίτγ οΡ Οεπε( 1 ε αηάεΓ ηιιπτΗεΓ 175910-8, ΗεΓείηΕΡίεΓ τεΡειτεά ίο Εδ «δΝΟ- 
ΙΑνΑΕΙΝ» 

(1) ΤΗε δοείείε Εηοηγηιε ΠΕητεςΙ “δΥδΤΚΑ-δΟΡίΙΕΤΙΓ, Γε^ίδίεΓεά Εηά εχίδίίη§ 
ιιηοΙεΓ ΡίεηεΗ Εε\υ Γε§ίδίεΓε(1 Εί ίΗε Κε§ίδΐτε <1υ ΟοητηιεΓοε εί άεδ δοείείεδ (ίε 
ΡΕτίδ ιιηάεΓ ηυπιΗεΓ Β572133619 ΗεΓείηΕΡίεΓ τεΡειτειΙ ίο Εδ «δΥδΤΚΑ» Εηά 

ε) ΤΗε δοείείε Εηοηγηιε ΠΕτηειΙ “ΥΙΑ Ο.Τ.Ι.”, Γε^ίδίεΓειΡ Εηά εχίδίΐη® υηάεΓ ΡΓεηεΗ 
Εε\υ Γε§ίδΐεΓε(1 Εί ίΗε Κεείδίτε <1υ ΟοιηιηεΓεε εί άεδ δοείείεδ άε ΝΕηίειτε αηάεΓ 
ηυπιΗεΓ Β552111809 ΗεΓείηΕΡίεΓ τεΡειτεά ίο Εδ «ΥΙΑ Ο.Τ.Ι.». 
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Πιε οΗονε Ιοίηί νεηίυτε οηΗ ίί5 οΗονε Γηεηίϊοηεά ιηεπιΗεΓ εοΓηρηηίεδ ατε ρίηίΐγ 3η<1 
δενεταΐΐγ ΙίοΗΙε Γογ ίΗε οΗ1ί§3ίίοηδ οΓ ατίίείε 41 Ηετείη, ΐη Εοεοπίοηοε ννίίΗ ιΗε βΗονε 
ρπν3ίε .ΙοίηΙ νεηηιτε Α§τεειηεηΐ. 

ΤΗε Μίηΐδίτγ οΓ ΕηνΪΓοηιηεηΙ, ΡΗγδίοηΙ Ρΐ3ηηίη§ 3ηά ΡιιΒΙϊο \ΥογΙ< 5 , ννίίΗ ίί$ εοπιρείεηί 
δετνίεεδ, εαΐΐεά Γογ επ ίηΙεΓΠΕίίοηΕΐ ρυΗΙίε ΐεπάετ Γογ ίΗε ΗεδίβΠΕίίοη οΓ ε 
Ο οηεεδδίοηΕΪΓε Γογ ίΗε εχεοιιήοα οΓ ίΗε ρΓθ]εοΙ ι Όεδί§η - Οοηδίηιείίοη, - ίϊηΕηείη§ εικΙ 
ΕχρΙοίίΕίίοη οΓ ΓΗε ΤΗεδδΕίοηίΙά Μείτο ΡΓθ]εεί”. Ιη διατεεί ίεηΗετ, οηε οΓ ίΗε 
εοιηρείίΓΟΓδ, ννΕδ ίΗε .Ιοίηϊ νεηίιίΓε ηαπιείΐ "ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ” ννΗίεΗ 
ρατΐίοίραίεδ ϊη ίΗε ρΓεδεηί ΟοηίΓΕοί 3δ Λιτά ρατίγ, εοηδίδίίη§ οΓ ίΗε εοιηρΕηίεδ 
Βουγ@υεδ, ΒοιτιΗπτάΐεΓ, δΝΟ Εαναΐΐη, δοίτείυ 3η<1 ΥΓΑ Ο.Τ.Ι, ννΗίεΗ αΐδο ρ&ηίείρβίε ΐη 
ϋιε ρΓεδεηί ΟοηίτΕεί Εδ πιειηΗεΓδ οΓ ίΗε οΗονε τηεηίίοηεά Ιοίηϊ νεηίτίΓε. ΡιίΓδϋΕηί ίο 
ίΗε Μίηιιίεδ οΓ ίΗε ΡεεοπιπιεηοΐΕίίοη Οοπυηίίΐεε, άΕίεΗ 14/06/94, “ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ 
ΜΕΤΡΟ” Ιοίηί νεηίυίε, ννΕδ άεοίΕτεά “ΟαικΗοΙδίε Ρτονίδίοη 3 ΐ ΟοηοεδδίοηΕίιε” 
Ρο11οννίη§ ίΗε ίεπηίηΕΐίοη οΓ ίΗε ηε^οΐίΕΐίοηδ ννίίΗ ίΗε “ΡτονίδίοηΕΐ ΟοηεεδδίοηΕΪΓε” Εδ 
ρεί ίΗε (Ιεεϊδίοη Νο ΟΕΝΡ/0/450/29-11-96 οΓ ίΗε ΜΐηίδίεΓ οΓ Ε.Ρ.Ρ.Ρ.\ν., ιΗε Τοίηί 
νεηίυτε “ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΡΟ”, νν3δ ίηνίίεά Γογ ηε§οΐΪΕίίοηδ. 3 δ ΡίονΐδίοπαΙ 
0οπεεδδίοη3ίτε, Ηγ ίΗε δΕτηε ΕΗονε (Ιεεϊδίοη. Ρο11οννίη§ ίΗε εοηεΐυδίοη οΓ ίΗε 
ηε§οίί3ίίοηδ ννίίΗ ίΗε ηε\ν ΡΓονίδίοηαΙ ΟοηεεδδίοηΕΪΓε, ίΗε ΓιπεΙ εοηεΐϋδίοη οΓ ίΗε 
ίεηεΙεΓ επ< 1 ίΗε ίδδυε οΓ ίΗε ΜΐηίδίεΓ οΓ Ε.Ρ.Ρ.Ρ.\ν Ηεείδίοη Νο ΟΕΝΡ/Ο/86/4-2-99, 
3ρρΓονίη§ ίΗε τεδυΐί οΓ ιΗε ίεηάετ, ίΗε Ιοίηί νεηΓυτε “ ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΡΟ ” 
νναδ εαΐΐεά ίο εδΐηΗΙίδΗ 3 δοείείε Εηοηγτηε ΠΕίτιεΠ “ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΡΟ 5.Α.”, 
ννΗίεΗ ίδ ίΗε ΟοηεεδδίοηΕίτε οΓ ίΗε Ρπ^εεί, ίη 0Γ(1ει· ίο εχεευίε ίΗε ρτο]εεί οΓ ίΗε Μείτο 
οΓ ΤΗεδδβΙοηίΡί, ίη ΕοεοπίΕηοε ννίίΗ ίΗε Β3δίε δοΐυίίοη οΓ ιΗε οΓΓετ οΓ ίΗε Ιοίηϊ 
νεηίυτε “ΤΗεδδαΙοηίΡί Μείτο”. 


ΝΟνν ΤΗΕΚΕΓΟΚΕ, ίΗε ΟοηίΤΕοίίης ΡΕΠίεδ Ε§τεε ίΗε Γοΐΐοννίηα. ίη τεδρεεί οΓ ίΗε 
πιυίυΕί 32τεεπιεηίδ δει ουί Ηετείη, ίΗε ΕοεερίΕηεε 3η<1 δυΓίΐείεηεν οΓ ννΗίεΗ ί$ 
&ο1αιονν1ε<1§εε1 Ηγ ίΗε Ρ3Πίεδ. 


1. ΟΕΡΙΝΙΤΙΟΝδ - ΙΝΤΕΚΡΛΕΤΑΤ10Ν 

1.1 ΡεΓιηίίίοηδ 


Ιη ίΗίδ ΟοηίΓΕοί 3η(1 ίη Εάοϋΐίοη ίο ίΗε ίεπηδ άεΓιηεά εΙδεννΗείε Ηετείη, ίΗε 
Γο11οννίη§ ίεπηδ δΗηΙΙ Η3νε ίΗε Γο11ο\νίη§ πιε3ηίη2δ, ννΗεηενεΓ ίΗείί ΓίΓδί 
ΙείίεΓ ίδ οαρίίηΐίδεεί. 

“ΡβηηίΓ Γηεηηδ 3ηγ ρεπηίΐ, εοηδεηί, 3ρρΓον3ΐ, ογ ΕυΐΗοτίδΕίίοη τεςυίτεά 
ριίΓδίΐΗηΐ ίο 3ηγ Ι3νν ογ Γε§υ1αίίοη 3ρρ1ίε3ΗΙε ίη τεδρεεί οΓ ίΗε αείίνίιίεδ οΓ 
ίΗε ΟοηεεδδίοηΕίτε Γογ ίΗε ρυτροδεδ οΓ ίΗε Ρπ^εεί, ννΗίεΗ δ1ΐ3ΐ1 Ηε ίδδυείΐ ογ 
§ ταηίε(1 Ηγ ίΗε δίΕίε ογ 3 πγ ΡυΗΙίε δετνίεε. 

“ΟοηίΓαείοΓ οΓ ίΗε Οοηεβδδίοη” ογ “ΟοηεβδδίοπαίΓε” ογ “ΟοπΙγεοΙογ”, 
τηεαηδ ίΗε δοείείε Εηοηγτηε ηαπιεΗ “ ΤΗεδδ3ΐοηί1<ί Μείτο δ.Α. ” οπξηηίδεά 
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αηή εχίδήπ^ αηήβΓ ίήε 1α\ν5 οί ΟΓεεεε, αηή ϊί5 δίκχεδδΟΓδ αηή ρεΓπήηεή 
αδδϊβηεεδ. 

“Ε$οα1αΙε(1 Ρα'κΐ ΟοηίπΗυίίοη” πιεαηδ ίήε ατηοιιηί οί ίήε ρατΐδ οί ίήε 
(2οηΓπΗαήοη, ννήΐοή δήαΐΐ Ηε ραίή Ηγ ίήε 5ίαίε, 3$ ίήοδε ρατίδ δήαΐΐ Ηε 
εδεαίαίεή, δΐατΐΐη§ (τοτη Ιαπυατγ Γ : , 1993, ϊη αοοοπίαικε \νϊίή ίήε ρΓονϊδΐοηδ 
ΗεΓεΐη. 

“Εδ03ΐ2ίβί1 (ΓοπΙηΗυίίοη” πιεαηδ ίήε (ΓοιιίπΗιιήοη, αδ Γενίδεή ίτοιη ήπιε Ιο 
ήπιε, ϊη αοοοΓάαηαε ννίίΗ ίήε Εδοαίαήοη (Ζοείιίοίεηί, >νίιή δίατήηβ ήαίε ίήε 
01/01/1993, υηήΐ ίΗε ήπιε οί εαοή Γενίδίοη. 

“Εδεαίαίεή Τοί3ΐ ?Γθ]βεΙ (Γοδί” πιεαηδ ίήε ίοίαΐ ρπ^εα εοδί, 3δ αή]ιΐδΐε(1 
ίτοιη ήπιε ίο ήπιε, ίη αοοοΓάαηεε ννίίή ίήε Οοηίταοΐ, ηηήΐ ίήε άαιε οί ίήε 
Γείεναηί αφιΐδίπιεηϊ. 

“ΙπήερεηήεηΙ Επ§ίηεει·” πιεαηδ ίήε (Γοπιραηγ ογ _ 3 θίηί νεηίητε οί 
οοπιραηίεδ ίο ινήίεή ίήε άυήεδ ΓείεΓτεή ίο ίη ατήοΐεδ 4.3.1 ίο 4.8.2 ΗεΓεΐη 
5 Η 3 ΙΙ Ηε αδδί§ηεή. 

“ΑπίΠήίΙοδ” πιεαηδ ίήε ρΗνδίεαΙ ρεΓδοη αρροίηίεά Ηγ ίήε Οοηεεδδίοηαπε ίο 
Γεεείνε ήοοιιπιεηίδ αήήτεδδεά ογ ηοήίιεή ίο ίί. 

“ΑΓεΗαεοΙοβίεαΙ ννοτήδ” πιεαηδ ήιοδε ννοΛδ οατπεά οηί ογ δΐιρει-νίδεή Ην 
ιΗε ατοήηεο1ο§ϊεα1 δεΓνίεε ίη ίΗε ενεηί οί «ϋδοονεΓγ αηή/οΓ ίηνεδίί§αήοηδ 
Γείαίεή ίο ατοΗαεο1ο§ίεα1 Γιη<ϋη§δ. 

“λΥοτήδ (Γοπιρίεΐϊοη ΟετήΓιεαίε” πιεαηδ ίΗε εετήΓιεαίε ίδδΐιεή Ηγ ίήε 
Ιηήερεηήεηί Εη§ίηεετ ίη αοεοΓάαηεε ννίίΗ ατήοίε 12 Πετείη. 

“Οεηεταί ΡίηαΙ ϋβδί§η” πιεαηδ ίΗε §εηεΓα1 ήεδί§η οί ίΗε πιαϊη λνοήίδ ίο Ηε 
ρετίοπηεή Ηγ ίήε (Γοηοεδδίοηαπε ογ οη ίίδ Ηεήαΐί ίη αεοοΓήαηεε ννίίΗ Αηηεχ 
1 . 

“Εοαη €αρίί3ΐδ” πιεαηδ, ίήε εαρίίαΐδ ΐήαί δήαΐΐ Ηε άταλνη Ηγ ίήε 
Οοηοεδδίοηαΐτε ίοΓ ίήε πιαίεπαΐίδαήοη οί ίήε ρΓοϊεοί, ίη αοεοΓήαηεε ννίίή ίήε 
ίεπηδ οί ίήε Ρΐηαηείαΐ Αρτεεπιεπίδ ννΗϊεΗ δήαΐΐ Ηε αρρΓονεή Ηγ ίήε 0\νηεΓ οί 
ήιε \νοΓήδ. 5ιιΗθΓ<ϋη&ί€ί1 Ιοαηδ ατε ποί ίηοίικίεά ίη ίήε Ιοαη οαρίίαΐδ. 

“Εεπάετ” πιεαηδ αηγ Ηαηή ογ Γιηαηείη§ 0 Γ§αηίδαήοη, ίιηαηείη§ ίήε 
εοηδίηιοίΐοη οί ίήε ννοΓίίδ ογ / οπή ίήε ορεΓαήοη οί ίήε Μείτο, ογ 
§ιΐ3ΓαηΙεείη§ ίήε εοιτεδροηίϋηδ ήοαη Οαρίίαΐδ ογ ρΓονί<ϋη§ ογ §υαταη1εείη§ 
δίαηή-Ηγ Ιοαηδ ννήίεή Ηανε Ηεεη αρρΓονεή Ηγ ίήε δίαίε. ΕεηόεΓδ ΛνΗίεΗ 
ρΓονίήβ ογ ^υαταπίεβ ίήε δΐιΗοπϋηαίεά Ιοαηδ, ατε ποί ίηεΐιιήεή. 

“δυήοπϋηαΐείΐ Εοαηδ” πιεαηδ ίήε Ιοαηδ \νΗΐεή \νι11 Ηε ροδδίΗΙγ ταίδεή Ηγ 
ίήε δΗατεήοΜεΓδ οί ίήε (Γοηεεδδίοηαίτε ίη ΟΓήεΓ ίο οοπιρίεϊε ίήε βςιιίίγ. Τήε 
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8ΐΐ3Γ3ηίεε ογ ήιε δεΓνΐεε οί ήιεδε 1θ3.η5 οοηδίΐίιιίε ήιε ΓεδροηδΐΗΐΙΐίγ οί ήιε 
ΟοηεεδδίοηβΐΓε. 

“ΡαΗΙίε δβηΊοε” πιε3η5 3ηγ ΡαΗΙΐο Ααήιοπίγ, 3§εηί ογ ΡεΓδοη, ννΗεήιεΓ 
ηβήοηηΐ, Ιοεαΐ, πηιηΐοΐρ3ΐ ογ οήιεΓ, Ηανίη§ _)ΐιπ$(ϋοήοη ϊη τεδρεεί οί ήιε 
\ΫθΓΐί5, ήιε ΡΓρ]εοΙ, ογ ήιε δΐίεδ οί ήιε Ρπ^εεί, 35 ννεΐΐ 35 3ηγ ΡιιΗΗς υήΐΐίγ 
θΓ§3ηΐ53ΐίοη. 

“ΑήπιΐηίδίΓβίΟΓ” πιεΕηδ ήιε εοπιροηγ ννΗΐοΗ 5Ι13ΙΙ Ηε εδίΕΗΗδΗεά ΐη ΟΓεεεε 
ΗείοΓε ήιε Είίεοήνε ϋ3ίε οί Ιΐιε ρΓεδεηί Οοηίτβεί. Ιί δΗαΙΙ Ηανε ΐίδ Ηε3ή 
οίϊίοεδ ΐη Τ1ιε$53ΐοιιΐ1ή 3ηή ηΚεΙΙ οοηδΐδί οί ήιε εοπιρβηίεδ δΗοτεΗοΙήεπ οί 
ήιε 0οηεε55Ϊοη3ίτε 35 πιεηήοηεή ΗεΓε-3Ηονε. ΤΗε 3τΐίε1ε5 οί 355οοΪ3ΐΐοη οί 
ήιΐδ 5ΐΐ3ΐ1 5ε δΐιΗπιΙηεή Ιο ήιε 3ρρΓον3ΐ οί ήιε Οίεείί 5ΐ3ίε. Ήιε 
ΑώηΐηΐδΙΤΕίοΓ δΗηΙΙ εηίεΓ ΐηίο ήιε Ορεηίΐοη 3ΐκ1 Μ3Ϊηίεη3ηεε 0οηίτ3θί ννΐήι 
ήιε (ΖοηεεδδΐοηβΐΓε. 

“(ΓοργπβΗί” πιε3η5 3ηγ π§Ηΐ5 3ηή εχρεοΐΕίΐοηδ οί π§Ηί5 ϊη Γε§Ϊ 5 ίεΓεή ογ 
ηοη-Γε§Ϊ5ίεΓεή ίτηήε γπ3γ1<5, δεΓνΐοεδ’ ίΓ3ήε γπ3γ 1<5, ρ3ίεηί5, Γε§ΐδίεΓεή 
ήεδΐ§η5 (ήτΕ\νΐη§5), Γβ§Ϊ5ίΓ3ήοη ρεήιΐοηδ οί 3ηγ οί ήιε 3βονε, Γογ3ΐίΐε5 
(ΐηο1ικϋη§ ίαίιιτε Γογοίήεδ), ηοη-Γε§Ϊ5ίεΓεή <3ε5ΐ§τΐ5 (εΐΓαννίη§5), ίηνεηίΐοηδ, 
εοηίΐήεηήοΐ ΐηίοπη3ίίοη, 1αιοιν-Ηο\ν ογ οήιεΓ οοργη§]ιι (εΐήιεΓ ΐη ννήϊίεη 
ίοπτι, ογ ρΓοάυεεή ογ τη3ίηί3Ϊηε(1 ίη 3 οοπιριιΙεΓ ογ δίΓηΐΙατ δγδίεπι ογ ίη 
3ηοήιεΓ ινογ), ςοη5Ϊ5ΐίη§ ογ 5εΐη§ ΓεΙενΕηί ίο 5ρεοίίιο3ήοη5, ρΓ0§Γ3πΐ5, 
άτ3ννίη§5, §Γ3ρ1ιϊθ3ΐ ΓερΓεδεηίΕίΐοηδ, 5ΐ<εΙοΗε5, πιοήεΐδ ογ οήιεΓ πΐ 3 ίεπ 3 ΐ 5 3 ηή 
ϋοαιιηεηίδ ρΓοάυεεή 3ί 3ηγ ήπιε δρεεΐΓιεοΠγ ίοΓ ήιε ρπ^εοί. 

“ΝβΙ\νοΓΐ45 Μ ηιε3Π5 3ηγ ΐηδίαΐΐηίΐοη οί οοΗΙεδ, ρΐρεδ, ήυείδ, είε. οί 3ηγ Ιαηή 
ογ δΐζε, ινΗεήιεΓ οη, υηήεΓ, ογ Εήονε ήιε §τοϋηή, ννΗΐοΗ ΐδ οινηεή ογ ορεΓ 3 ίεή 
Ηγ 3η εηήίγ ρυβίΐο ογ ηοί οπή ννίιϊείι πιογ ϊηίεΓίεΓε \νΐιΗ ήιε λΥοΓ^δ ογ ήχε 
ορεΓΕήοη 3ηά πίΕΐηΙεηΕηοε οί ήιε Μείτο. 

“ϋοευπιεηίδ” πιεηηδ ήεδΐ§η5, ήΓ3\νΐη§5, ΓΠ3ηιΐ3ΐ5, εεΓΐίίΐ03ϋε5, 
δρεεΐίιοαήοηδ, τεροΓίδ, νητΐίίεη ΐηίοπη3ΐΐοη επ( 1 άαί3 35 ννεΐΐ 35 οήιεΓ 
ήοοιπηεηίδ (ΐηοΐαάΐη^ ίβεοπίδ ϋΙιεΓεοί ΐη δοίήν^ε ίοπη) ρΓοήυεεή 
δρεεΐίιεΕίΙγ ίοΓ ίΐιε ρΓθ]εεί. Ιί ΐδ εΐΕπίίεή ίΐιαΐ ήιε πΐ3ηιιί3οϊιΐΓΪη§ ήΓ3\νΐη§5 οί 
ήιε Γθ11ΐη§ 5ίοο1< 3ηή ήιε δγδίεπι, 35 \νε11 35 ήιε 5θίην3τε 50ϋΓεε εοήεδ 3τε 
ηοί ε5ρεεΪ3ΐ1γ ρΓοήυεεή ίοΓ ήιε ρΓοίεεϊ 3ηή ήιεΓείοΓε 3τε ηοί ρΓονΐήεή ίο ήιε 
5ΐ3ίε, ιιηίεδδ ήιεγ 3τε ΓεςιιίΓεή ίοΓ ήιε ηΐΕΐηίεηαηεε, τερ3ΪΓ, τεηε\ν3ΐ, είο. οί 
ήιε εςιιίρπιεηΐ 35 ννεΐΐ 35 ίοΓ ήιε 5Ϊ§η3ΐΪ53ήοη 5γ5ΐεπΐ5. 

“8ϋ5οπ1ίη3ΐβή Εοαπδ Ι,είίβΓ οί ΟαβΓαπϊβε” ηιεαηδ ίΗε ΙεΐΐεΓ οί §ικιτ3ηΐεε 
οί ήιε 5α5θΓήΐπ3ίεή Εοβηδ, ννΗΐεΗ 5Η3ΙΙ Ηε §ΐνεη ίο ήιε Οοηοε55Ϊοη3ΪΓε. ΐη 
3εεοΓή3ηοε ιχ'ΐήι 3Γήε1ε 17.1.2 ΗεΓεΐη. 

“(τοοή ΡεΓίοΓπιαηοε οί ίΗβ ^οη5ίΓυ^^ίοη Εεΐίετ οί ΟυαΓ3ηίβε Μ Γηε 3 η 5 ήιε 
ΙείίεΓ οί §ιΐ3Γ3ηΐεε ίοΓ ήιε §οοή ρεΓίοπτηΕηοε οί ήιε (ΤοηδίηιοΙΟΓ’δ 
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οΗΙΐβοίΐοηδ ΐη τεΐαποη ίο ϋιβ οοηδίηιοίΐοη οί ίΗε ΡΐΌ)εοί, ννΗϊοΗ 5 Η 3 ΙΙ 5ε 
βΐνεη ίο ίΗε ΟοηοεδδΐοηαΪΓε ίη 3οοοΓίΐ3ηο6 ννΐϋι ατΐϊοίε 17.2.1. 

“Οοοιΐ ΡβΓίοπηβηοε οί ΙΗε ΟρβΓαίίοη 3π<1 Μαΐηίεηαηοε Ι,βίίεΓ οί 
Ου3Γ3πίεε” πιεοηδ ίΗε ΙείίεΓ οί §ιΐ3Γ3Πίεε ίοΓ ίΐιε §οο<1 ρεΓίοππαπεε οί ίΗε 
Α<ΗηΐηΪ5ίΓ3ίθΓ’5 οΗ1ΐ§3ίΐοηδ, ΐη τείπήοη ίο ίΗε ορεΓΗίΐοη 3ηά Γηαΐηίεηαηεε οί 
ίΗε Μείτο, ΐη 3θοθΓά3ποε ννΐίΗ 3τΐϊο1ε 17.2.2. 

“δΗ3Γε ΟβρΐΙηί ΕείΙβΓ οί Οϋ3Γ3ηίεβ” πιεοηδ ίΗε ΙείίεΓ οί §ιΐ 3 Γ 3 ηίεε, ννΗϊοΗ 
5Ηα11 1)6 ρΓονΐάεί! Ιν ίΗε δΗατεΙιοΜεΓδ οί ίΗε (Γοηοεδδΐοηαϊτε Οοπιραηγ ίο ίΗε 
Οθηθε55Ϊθη3ΪΓ6 ΟοΓηρΗη^. 

“ΟρεΓ3ίίοπ 3Π(1 ΜηίηΙεηβηοε ΜβηυαΙ” πιε3η5 ίΐιε πΐ3ηιΐ3ΐ \νΗϊοΗ 5 Η 3 ΙΙ 1)6 
ώτα\νη ιιρ Ηγ Ιΐιβ (Ιοηο655Ϊοη3ΪΓ6, 30 οογ< 3 ϊπ§ ίο ρ3Γ3§Γ3ρΗ 16.4.1 ΗεΓεΐη 3 $ 
οΗεεΙίβίΙ 3ηά οειίϊΓιεά &όπι ίϊηιε ίο ίϊηιε Ηγ ίΗε Ηκίερεηίΐεηί Εη§ϊηεεΓ 3η(1 35 
ίΚΐδ πΐ3ηιΐ3ΐ δΗαΙΙ 1)6 ίοπηείΐ ίο11ο\νΐη§ ίΐιο ροδδΐΗΙε πιθ(ϋίϊθ3ΐΐοη οί ίΗε 53 ηΐ 6 
οη ίΗε 1)3515 οί ί±ιε άεεΐδΐοη Ιΐΐ3ί \νΐ11 Ηε Ϊ55ΐιε<1 ίη Γεδρεοί οί ίΗε ροδδΐΗΙε 
οΗ)εοίϊοηδ οί ίΗε δεΓνϊοε. 

“ΚερΓεδεηΙηίίνε οί ίΗε (ΪΓεεΠ 5ΐα1β” πιεαηδ ίΗε ρΗγδΐεο! ρεΓδοη τείειτεά ίο 
ΐη ατΐϊείε 1.3 ΗεΓεΐη, ννΗϊοΗ πΐ3γ Ηε Γερΐ3οε(1 35 άείΐηεά ΗεΓεΐη. 

“Κ,ερΓεδεηίηίΐνε οί ίΗε ΟοηοεδδίοηηίΓε” πιε3η5 ίΗε ρΗγδΐθ 3 ΐ ρεΓδοη 
τείειτεά ίο ΐη 3ΓΐίοΙε 1.3. ΗεΓεΐη, ννΗϊοΗ πΐ3γ Ηε Γερΐ3οε(1 35 άείιηεά ΗεΓεΐη. 

“ΒηηΗ Α§εηί” πΐ63η5 ίΗε 1εη<1ΐη§ ΐηδίΐϋιιίΐοη, \νΗΐοΗ ννΐΐΐ Ηε 3ρροίηίε(1 ίτοηι 
ίΐιηε ίο ίϊηιε ΐη 3 οοπιρείεηΐ νν3γ 35 ΓερΓεδεηΐ3ίΐνε οί ίΗε ίεηάεΓδ. 

“Μΐηΐπιυπι Εςυΐίγ” πιεηηδ, 3η 3πιοιιηί ννΗϊοΗ 31 3ηγ §ΐνεη πιοπιεηΐ ΐη ίϊηιε, 
ΐδ ηοί Ιεδδ ίΗαη ϋν/εηίγ ρεΓ οεηί (20%) οί ίΗε ΗινεδίιηεηΙ Οοδί, ιιηίεδδ ίΗε 
5ί3ίε ΐδ τεδροηδΐΗΙε ίοΓ 3ηγ ΐηοΓ6356 οί ίΗε Ιηνεδϋηεηί Οοδί. 

“Μΐηίπιυηι δΗητε ΟβρΐΙηΡ’ πΐ63η5 ίΗε 3τηοιιηί οί (Ηε δΗ3τε 03 ρΐί 3 ΐ οί ίΗε 
ΟοηοεδδΐοηηΐΓε, ννΗϊοΗ 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρ3Ϊ(1 ΐη 3000Γ(ΐ3η06 ννΐίΗ ίΗε Ρϊη 3 ηοΪ 3 ΐ Ρΐ 3 η 
3ηά ννΗϊοΗ 3^6Γ ΐί5 ίοί3ΐ ρ3γπιεηί, 03ηηοί Ηε 1ε55 ϋΐ3η ίΗε 3πιουηΙ οί Γίνε 
Ηίΐΐϊοη (5,000,000,000) Ογ 5., ίη ρποεδ οί Ιοηυβτγ Ιδζ 1993, 6503ΐ3ίε(1 31 ίΗε 
<33165 οί ρ3γπιεηί, ΐη 3θθοπΪ3ηο6 ννΐίΗ ίΗε Εδθ3ΐ3ίϊοη (ΓοείϊϊοϊεηΙ (Ιείιηεά 
Ηείεϊη. 

“Ιηίβπηείΐΐηΐβ ΟβΓίΐίΐοηΙε” Γηε3Π5 3ηγ οί ίΗε 0επϊΓΐ03ΐε5 τείεσεί! ίο ΐη 

3τίϊοΙε 6. 

“δυρβΓνΪ5Ϊη§ Εη§ΐηββΓ” πΐ63η5 ίΗε οοπιρ3ηγ ογ) οΐηί νεηίυτε οί οοπιρ3ηΪ65 
ρεΓίοπηϊη§ ίΗε <3ιιίΐβ5 οί δυρεΓνΐδΟΓ 3ιιπη§ ίΗε εχεουίΐοη οί ίΗε ΡίεοιίΓδΟΓγ 

ν/οίΐίδ. 



1554 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


“ΡαηεΙ οί Εχρβτΐδ” ογ “ΡαηβΙ” πιεαηδ εΐΐΙιεΓ ιΗε Γιηοηοΐαΐ ρβηεΐ ογ ΐ6ε 
ΐεοΗηϊοαΙ ρηηεΐ ΓεΓεττεά [ο ϊη ΕΐΓΐεΙε 38 ΗεΓεΐη. 

“\νοτΙ« Μ ιηεΕηδ Ιίιε \νοΓΐ<5, \ν6εΐ6εΓ ρεπη3πεηί ογ ΐειηροΓΕΓγ, ιΗε 
Γη&εΚίηεΓγ, εςυϊρπιεηί αη<3 ιΗε Η^ε, ϊηε1υο!ϊη§, 6υΐ ηοΐ Ιϊιηϊΐεά ίο Γ6ε γοΙΙοιε; 
δΐοοίς δρατε ρητΐδ σοκ! πι&ϊηίεηαηεε επο! ορετΕίϊοη εςυϊρπιεηί, ηεεεδδΕίγ Γογ 
16ε (Ιεδϊβη, οοηδίτυοίΐοη Εηά ορεΓΕίϊοη οί 16ε Μεϋτο, λνΚϊεΗ ιίιε 
(ΤοηοεδδΐοηΕΪτε 56ε11 ρετΓοπη ογ δυρρίγ, ΐη 3οεοΓ(ΐ3ηοε ννϊίΐι ιΗε ρτονΐδϊοηδ 
ΗεΓείη, ΐηοΐυάΐηβ ιΗε ΟοηεεδδϊοηΕΪΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοι1<δ. 

“Βιΐδίηβδδ Οβγ” Γηεαηδ Λε <3αγ υροη ννΙιίοΗ Ι3απ1<5 3τε ορεη Γογ 6υδίηεδ5 ίη 
Οτεεεε. 

“ΡΓθ]εεί” ιηεΕηδ 16ε άενείοριηεηΐ, (Ιεδϊκη, εοηδίτυείϊοη, ίΐηΕηεϊηβ, 
ορεΓ3ϋϊοη, εχρίοϊίαίίοη 3ΐκ1 Γηαϊηίεηβηοε οΓ ι6ε Μεϊτο Ι>γ ι6ε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, ρυτδυΕηί Ιο ιΗε ίεπηδ δει ουί ΐιετείη. 

“ΡΠοΙ ΡΓθ]βεί” ιηεΕηδ 16ε εχίδίϊη§ ίυηηεΐ ιήε \ν35 εοη$Ιτυοΐε(1 6γ ι6ε 
Μυηϊοϊρ&ΐϊίγ οΓΤΗεδδβΙοηίΙά. 

“δίίβ” ιηε3ηδ ιίιε ΐ3η<3, δρΕεεδ (ΐηε1υ<1ϊη§ 3Ϊγ επ( 1 δυϋδοϊΐ), ΓΟΕεΙδ 3η<1 3ηγ 
δυτίΕοε ογ νοίυιηε ΓεςυΪΓειΙ 3η(1 Γογ 35 Ιοη§ 3$ ϋιεδε 3τε ΓεςυΪΓεά, Γογ ΐ6ε 
εοηδίτυοήοη οΓ ιίιε \ΥθΓΐίδ, ί6ε ορεΓΕίϊοη, ΓηαϊηίεηΕηεε Εηά πκχϋίϊεΕίϊοη, ίΓ 
ηεεάεά, οΓ 16ε Μεϊτο 6ν Ιΐιε ΟοηεεδδΐοηηΪΓε, ίη 3εεοπί3ηοε ν/ΐι6 ιίιε 
ρΓονΐδίοηδ οί ίΐιΐδ ΟοηίΓΕοΐ. 

“ΕίΤεεΙίνβ ϋδΐβ” ιηε3ηδ &ε <3 ευ υροη \ν6ίε!ι ύιΐδ (ΖοηϋηεΙ εοπιεδ ΐηΐο Γοτεε 
υροη 16ε Γυΐίϊΐτηεηΐ οΓ 3.11 εοη<1ΐϋϊοη5 Γεςυΐτειΐ ρυΓδυ3ηΐ ίο Είτίείε 2. 

“Ορεταίίοη Όηίβ” πιεΕηδ Ιίιε άΕίε υροη ννΚϊεΗ ι6ε ορεΓΕίϊοη ρεπηίί οΓ ιίιε 
Μεϊτο \νΐ11 6ε βΓΕηίεά ογ (Ιεειηειΐ ίο 6ε §τΕηίε(1 6γ Ιίιε 5(3ΐε, ίη ΕεοοπίΕηεε 
ννϊιΐι 3τΐίοΙε 12 Ηετεϊη. 

“Ροδίΐΐνβ ΟηηΐΗβεδ” ίη τεΐΕίΐοη Ιο 3η ενεηΐ, ιηεΕηδ, 16ε ΕτηουηΙ Γεςυϊτειΐ Ιο 
εοΓπρεηδΕίε 16ε (ΤοηεεδδίοηΕΪΓε Γογ 3ηγ οοδί 3Π(1/ογ (Ι3πΐ3§ε (ϊηε1υ(1ϊη§ 
ϊηίετεδζ Γεεδ, οοπυηϊδδϊοηδ επ( 1 οΐ6ετ εοδίδ 3Πδίη§ Γτοπι ϋκίε^ιεάηεδδ) ϊΐ 
δυδΐ3Ϊηε(1 35 ε τεδυΐί οΓ ογ ώιε Ιο δυεΗ ενεηι εχείυδίνε οΓ Ιοδδ οΓ ρτοΓιΐ. 
Ροδϊίϊνε 03ΐτΐΕ§ε5 ίη τεΐΕίΐοη Ιο 3ηγ (ΙεΐΕγ 56 ε 11 ιηεΐυείε Ιοδδ οΓ ΕπιοΓίΐδΕϊΐοη 
Γογ εςυϊρπιεηί, οννηεά ογ ηοί. 

“ΟβτΙίΓιείΙ ΟεηβΓΕί ΠπεΙ Οβδίζη” πιεΕηδ ιΗε §εηεΓ3ΐ ιίεδϊ^η οΓ ιΗε πιβΐη 
λνοΓίίδ Ιο 6ε ρειτΓοπηε<1 6γ ιΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ογ οη ϊΐδ 6ε63ΐΓ, ίη 3οεοπΐ3ηοε 
ν/ϊίΐι Αηηεχ 1 Εηά Γογ \ν6ϊε6 ΐ6ε Ιηόερεηίΐεηΐ Εη§ϊηεεΓ ϊδδυεδ Λε οεηϊΓιοΕίε 
τεΓειτεά Ιο ΐη 3Πΐο1ε 4.5.1 ΗεΓεΐη, 35 Ιΐιΐδ (1ε5ί§η 56ε11 6ε Γοπηειΐ Γο11ο\νΐη§ 
ιΗε ροδδΐ61ε ηιοιΙΐΓιοΕίΐοη οΓ ι6ε 53ΐηε οη 16ε 63515 οΓ ι6ε (Ιεείδΐοη Πιει ννΐΐΐ 
6ε ίδδυεά ΐη τεδρεει οΓ ιίιε δεηηοε’δ ρο55Ϊ61ε ο6)εοιΐοηδ. 
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“Εςυΐίγ” ιηεαηδ ίΐιε ΕΐηοαηΙδ ΐΙίΕί δΗαΙΙ 5ε ίηνεδίεά 35 δΙίΕτε Ο^ρϊΐβΐ οί ί5ε 
€οηεε55Ϊοπ3ίτε 5γ ϊΐ5 δΗατεΙιοΙάεΓΕ Εηά ί5ε Εΐηοιιηίδ ι5εΙ $5α11 5ε ίηνεδίεά 35 
5ιι5θΓάίηΕίεά Εοεπ 5 ίη ΕεοοτάΕηοε ννίίΐι ΕτίίοΙε 14.2, ννΚϊεΙι 5 Ηε 11 ηοί 5ε 1ε55 
ιΚεπ ίΗε Μίηπτιαιη Εςυΐίγ. 

“Εουηάίη§ δΗατεΗοΙάβΓδ ” ηιε3η εοΐΐεείίνεΐγ ίΐιε οοπιρΕηίεδ ΒΟυΥΟΕΙΕδ, 
ΒΟΜΒΑΚΟΙΕΚ, 5Υ5ΤΚΑ - δΟΡΚΕΤΌ 3ΐΐ(1 νΐΑ Ο.Τ.Ι Εηά “ Ρουηάίη§ 
553τε1ιο1άεΓ ” πιοετο ίηάίνίάυΕίΙγ Εηγ οί ί5ε Ε5ονε οοπιρΕίιίεδ. 

“ΟοηδίΓυείοΓ” ιηεΕηδ ί5ε (Γοηδίπιοίίοη Ιοίηί νεηίιιτε εοηδίδίΐηβ οί 15ε 
εοιηρ3ηίε5 ΒΟυΥΟυΕδ, ΒΟΜΒΑΚΟΙΕΒ, 5Υ5ΤΚΑ~δΟΡ]*ΕΤυ, 5ΝΟ 
ΕΑΫΑΙ.ΙΝ Εηά νΐΑ ΟΤΙ Εηά.άιε 5υεεε550Γ5 Εηά ρεπηίίίεά 355Ϊ§ηεεδ οί Ϊ 15 
[ΐΐειη5εΓ5. 

“(Γοηάΐίίοη οΓ ΙηδοΙνεπεγ” πιεοηδ ίη ΓείΕίίοη ίο άιε Οοηεε 55 Ϊοη 3 ΪΓε, 3 ηγ 
ίΕίΙυτε οί ίΗε (ΤοηοεδδίοηΕίΓε ίο τηεεί ϊί5 άυε Εηά ρΕγ351ε Ωπηγιοιη! 
ο51ΐ§3ίΐοη5 άεπνίη§ ΗεΓεοί ίοννΕτάδ ϋ5ε 0Γεε1< δΐ3ίε ογ 3ηγ ίΙιίΓά. ρΕτίν, 
\ν5ίο5 Ϊ5 3ίΐτϊ5αί351ε (ο α ηοη ΐεπιροΓΕΓγ ΓιηΕηεΪΕΐ ίΕΪΐυτε οί ί5ε 
0οηεε55ίοη3ΐτε, άεδρίίε ώε ννηίίεη ηοίϊεε οί ϋ5ε δεηάοε ίο εοιτιρίγ ννΐιΐιίη 
τε35οη351ε ίήηε, \ν5ίο5 ίη ηο 035ε εοη 5ε Ιε55 ίΙίΕη δϊχίγ (60) άΕνδ, ογ ί5ε 
Ϊ55ΐιε οί ε οουτί άεοίδίοη άεεΐΕτίη§ ί5ε Οοηεε55Ϊοη3Ϊτε ίη οοΓηρυΙδοτγ 
ΓεεεϊνεΓ5ίιίρ, ογ ίηδοίνεηί, ογ υηάεΓ ΙίςυίάΕίίοη, ογ 3ρροίηίΐή§ ε ΙϊςυίάΕίοΓ, 
ογ 53η1αιιρΙ, ρεονίάεά 5υ5)εεί άεοίδίοη άοεδ ηοί Ιθ5ε ϊί5 ρο\νεΓ, ίη 035ε ίΚίδ 
Ϊ5 Ιε§ΕΠγ ροδ5Ϊ51ε, Εηά Ϊ5 ηοί ΓενοΙίεά 5είθΓε Λε εηά οί Λε Ε5ονε 
πιεηίίοηεά 60 άηγδ ρεήοά. 

“(Γυιτεπί ί,εςίδίΕΐίοη” ίηοΐιιάεδ Εηγ δίΕίυίε, ηιΐε, τε^υΐΕΐίοη, 5γ-ΐΕνν, 
ρτονίδίοη, εο(1ε, πηιηίοίρΕί Ιε§ϊδΐΕΐίοη, αηγ οπϋηΕτγ ογ ΕάπύηίδίτΕίίνε 
ρΓΕοίίεε, οοάε, δίηηάΕτά, δρεείΓιοΕϋίοη, §ιιίάε1ίηο, οτάεί ογ τεςυεδί οί Εηγ 
εοπιρείεηί Ευίΐιοηίγ (Γε§ΕΓά1εδ5 οί ννΗείΙιεΓ ΐί Κε5 ογ 5ε5 ηοί ίΚε ίοΓοε οί 
Ιηνν) Εηά Εηγ άεοίδίοη, (ΙεοΓεε ογ ΟΓάετ οί Εηγ 3Γ5ίίΓ3ίίοη ογ Γε§υΐΕΓ οουτί, ογ 
οί Εηγ οίΙιεΓ εοπιρείεηί ΕυϊΗοηίγ τεΐΕίίη§ ΙίιεΓείο, Ερρ1ίθΕ51ε Ε5 οί Αυ§υδί 
16, 1993. 

“Μον35Ιε ΡΓορβΓίγ” ιηεΕηδ εΙΙ εςυίρηιεηΐ ™5ίο5 55ε11 5ε υδεά 5γ ί5ε 
Οοηεε55Ϊοη3ΪΓε ίη Γείηίίοη ίο ίΐιε Μείτο, Εηά ίηείικίεδ ίηάίοΕϊίνεΙγ ίΗε το!1ίη§ 
δίοείς δρΕτε ρητίδ Εηά ίΐιε τεΐεναηί πίΕΪηίεηΕηοε εςυίρτηεηί, \νίιΗ άιε 
εχοερίίοη οί ίΡε οοηδίτυοίϊοη Εηά δίίε εςυίριηεηΐ νάιίοΐι ννίΐΐ 5ε υδεά 5γ 15ε 
€οηεε$5ίοηΕίτε ίη ίΗε Μείτο οοηδίτυοίϊοη. Ιί Είδο ίηείικίεδ η£5ΐ5 οί 
ολνηετδΗίρ οί ί5ε ΟοηοεδδίοηΕίτε, οη ί5ε εςυίρπιεηί ρΕίό 5υί ηοί γεί 
άεΐίνοτεά ίο 5ε ίηοοτροτΕίεά ίη ι5ε ΜΕΤΚΟ. 

“ΙηνβδΙπιβηί (Γοδί” Γηεηηδ ΐΗε άίίίετεηοε 5εΓννεεη οη οηε ρΕίί ίΗε δηιη οί 
_ί5ε εδΟΕίΕίεά ρΕΪοΙ ίοίαΐ ρΓθ)εεί εοδϊ Εηά ΟΕρίίΕΐίδεά ϊηίεΓεδί άηπη§ ί5ε 
εοηδίπιοίϊοη ρεποά Εηά οη ί5ε οίΗεΓ ρΕτί, ίΗε εδΟΕίΕίεά ρΕΪά εοηίπ5ηίίοη οί 
ϋιε Οτεε1< δίΕίε. 
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“Μαΐη \νοΓΐ<θ” πιεοηδ Ωιε ινοΓίίδ ΓεςυΐτεΩ Ρογ Ωιε Ωεδΐ§η, εοηδϋηιοΩοη επΩ 
ορεΓϊΐίοη οί Ωιε ΜΕΤΚ.Ο, δο Ωιοί ΐΐ ΐδ Ωί Ρογ ριιτροδε, ΐη ΕοεοΓΩοηεε \νΐΩι Ωιε 
ρΓονΐδίοηδ ΗεΓεΐη οηΩ νν5ΐε5 οτε ηοί Ροτοΐΐεΐ ΨοΛδ. 

“ϋβίαΗβΩ ΡίηβΙ ϋβδΐςπ” πιεοηδ Ωιε ΩείοΐΙεΩ Ωεδΐ§η οί Ωιε ητοΐη \νοι1<δ 
νν5ΐε5 \νΐ11 5ε ρετίοππεΩ 5γ Ωιε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε ογ οη ΐίδ 5ε5ο1ί, Ιη 
ΕοεοΓά&ηοε \νΐΩι Αηηεχ 1 Γογ \ν5ΐε5 Ωιε ΙηΩερεηΩεηί Εη§ΐηεεΓ ϊδδιιεδ Ωιε 
οεΠΐΓιεοίε ΓείειτεΩ Ιο ϊη οιίΐοίε 4.5.1 ΙιεΓεΐη, οηΩ Εδ Ωιΐδ Ωεδΐ§η δ5ο11 5ε 
ίοπηεΩ ίο11οινΐη§ Ωιε ροδδΐ5Ιε πιοΩΐίΐοΕΩοη οί Ωιε δΕηιε οη Ωιε 5οδΐδ οί Ωιε 
Ωεοΐδΐοη Ωιοί \νΐ11 5ε ίδδΐιεΩ ΐη τεδρεεί οί Ωιε δετνΐοε’δ ροδδΐ51ε ο5)εοϋοηδ. 

“ΑνβΓ3§β ΜοηίΗΙγ ΤεεΚηίεαΙ ΑναΐΙαΩΠίΙγ ϋΐ” πιεοηδ Ωιε Ω§ιιτε Ωεπνΐη§ 
.Ωόπι Ωιε ορρΙΐοοΩοη οί ί5ε πιοΩιεπίΕΩοοΙ ίοπηιιΐο 
5 (Ωεΐογδ > 4 πιΐηιιίεδ + δίορδ > 4 πιΐηυίεδ) 

ΓηοηΟι 

ΤΤιεοιεΟεΕί Ιοίαΐ δετνΐοΐη§ ΩυταΩοη οί (5ε ΓείεΓεηοε ρεποΩ. 

Α11 Γι^ιιτεδ Ετε εχρΓεδδεΩ ΐη πιΐηιιίεδ. 

“ναπΕίίοη” πιεοηδ οηγ πιοΩΐίΐοαΐΐοη εΐΩιεΓ οί Ωιε §εηεΓ3ΐ δρεοΐίίςοΩοηδ οί 
Ωιε ΡΓθ]εοί, Εδ ΓείειτεΩ ίο ΐη Αηηεχ 1, ογ οί (5ε ϋεΐοΐΙεΩ Ρΐηοΐ ϋεδΐ§η Ωιοί 
55ε11 5ε Ωτοννη ηρ οη Ωιε 5θδΐδ οί Ωιε Ε5ονε δρεοΐίϊοοΩοηδ ογ οί Ωιε 
ΟρεΓΕήοη επΩ Μοΐηίεηοηοε ΜεπιιεΙ. 

“ΟΗαηββ ΐη Εε§ΐδΙαΙίοη” πιεοηδ οηγ ο5οη§ε οί (5ε "Οιιιτεηί 5ε§ΐδ1οΩοη” 
ϋο1<ΐη§ ρΐηοε ΕΩεΓ Ωιε Ωοίε οί δυ5πιΐδδΐοη οί Ωιε οίίεΓ (16-8-93) αροη 
εηίοΓοεπιεηΐ οί ηε\ν ΐηΙεΓηοΩοηοΙ εοηνεηΩοηδ, Ιοινδ, ΩεοΓεεδ, οΩπιΐηΐδίΓοΩνε 
Εοίδ ογ Γε^υΙοΩοηδ, ογ \νΐΩι Εηγ ο5οη§ε ΐη Ωιεΐτ ΐπίειρΓείοΠοη ογ ΐη Ωιε ννογ 
οί Ωιεΐτ ΕρρΙΐοΕΠοη ογ Εηγ ο5οη§ε ΐη Ωιε τεΐενοηΐ οΩππηΐδίΓοΩνε ρΓΕεΩοε, 5γ 
πιεοηδ οί οΐΓουΙοΓδ επΩ ΩΐτεοΩνεδ. 

“Μβίτο” πιεοηδ Ωιε ιιηΩεΓ^τοηηΩ δγδίεπι οί Γοΐίννογ (τοηδροΓΐοΩοη, ιν5ΐε5 
ινΐΐΐ 5ε οοηδίταοίεΩ οηΩ ορεΓΟίεΩ ΐη ΩεΓιηεΩ ΙοοοΩοηδ ΐη Ωιε ίοννη οί 
Τ5εδδο1οηί1ά, Εδ Ωεδοη5εΩ ΐή Ωείοΐΐ ΐη Αηηεχ I ΐη οοοοΓΩοηοε ννΐΩι Ωιε ίεπηδ 
ΗεΓεΐη. 

“Γίηαΐ Οεδΐ§η” πιεοηδ Ωιε ΟεηεΓΕί Ρΐηοΐ ϋεδΐ§η επΩ Ωιε ϋείοΐΙεΩ Ρΐηοΐ 
ϋεδΐ§η. 

“ΡαταΠεΙ \νοΓΐ<5” πιεοηδ Ωιε ννοΓίίδ ΩεΩηεΩ Εδ δυο5 ΐη οπΐοίε 6.2.2. 5εΓεΐη. 

“δίΕίε ΡατοΠεΙ \νοτ1ο5” πιεοηδ Ωιε Ροτοΐΐεΐ ^οΗ(δ ριιϋ ίο ΙεηΩεΓ 5γ Ωιε 
δίοίε, \ν5ΐο5 δ5ο11 5ε ο\νοτΩεΩ οηΩ εχεουίεΩ ννΐΩι οΩιεΓ οοπίτοοίδ. 

“Οοηοεδδίοηαίτε ΡατοΠεΙ \νοΗίδ” πιεΕηδ εΙΙ Ροτοΐΐεΐ ΨοΛδ ννΐΩι Ωιε 
εχοερΩοη οί Ατο5Εεο1ο§ΐοο1 ΨοΗίδ, δετνΐοε ν/οΛδ οηΩ δίΕίε ΡοτοΙΙεΙ 
\νοΓ^δ. 






ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1557 


“(Ιοηοβδδίοη” πιεοηδ ύιε εχοΐιΐδίνε π§Ηΐδ Γογ ύιε ορετοΐΐοη, ύενείορπιεηΐ, 
ούιηίηΐδίτΕΐΐοη, ιη&ϊηίεη&ηοε αηύ εχρίοΐΐοΐΐοη οΓ ύιε Μείτο, ννΚϊοΙι οτε 
§ΤΕηίεύ 6γ ύιε Οτεείί δίΕίε Ιο ύιε (ΓοηοεδδϊοηΕΪτε, ίη εοηδϊύεΓΕίΐοη οΓ ύιε 
ιιηύεΠ:Εΐάη§ 6γ ύιε Οοηοεδδΐοη&ίτε οΓ ύιε ο&1ί§Εΐϊοη ίο ύεδϊβη, οοηδίηιοι, 
εοηιιηΐδδϊοη, ορετοίε, ηΐΕίαΐ&ίη οηύ ύενεΐορ ύιε Μείτο, \νΐύι ρεγϊϊεΙ δεΙΓ - 
ΠηΕηεϊηβ, ίη Εοοοτύοηοε ννϊύι Ιίιε ίεπηδ δεί οιιί Ηετεΐη. 

“(ΓοηδΙπιοΙίοη Ρεπού” ιτιεΕηδ ύιε ίϊιηε ρεπού δίΕΠΐηβ οη ίήβ ΕΓΓεοίΐνε 
ϋΕίε ΕΠ(1 εηύίη§ οη ίΗε Ορεταίίοη Όογ. 

“Ορεταΐίοη Εηύ ΜΕίηίβηαηεβ Ρεπού” πιεοηδ ίΓιβ ίϊττιε ρεπού δίΕΠίη§ οη 
ώε ΟρετΕίίοη ϋογ οηύ εηύίη§ Εί ίΗε εηύ οΓ ύιε Οοηοεδδίοη Ρεπού. 

“(Γοηεβδδίοπ Ρεπού” πιεοηδ ύιε ρεπού ύεΐϊηεύ ίη Ετίΐείε 3.2 Κετείη. 

“Ορεταίίοη αηύ Μαίηίεηαηοε Αδδΐδίαηεε Ρεπού” πιεοηδ ιίιε ρεπού 
5ΐατΐιη§ υροη ύιε εηύ οΓ ύιε (Ζοηοεδδίοη Ρεπού Εηύ εηύίη§ ύιτεε (3) νεοτί 

Είΐ6Γ. 

“λΥοΓίίδ ΟοιηρΙεΙΐοη Ο’εΓίίΠοΕίε” πιεοηδ ίΓιε οεπίΓιοοΐε ΐδδυεύ βγ· ιίιε 
Ιηύερεηύεηί Εη^ίηοετ ίη οοοοιύοηοε \νίύι Ετίΐείε 12 ύετείη. 

~Κεν Ενεηίδ 5εΚεύυ1ο” πιεΕηδ, ύιε δούεύιιΐε ίηεΐιιύεύ ίη Αηηεχ 5. 

“(ΓοπδΙπιςίΐοη δρεαίΐεΕίΐοηδ ” πιεΕηδ ιίιε ηιίεδ, τε^υΐΕΐΐοηδ, δίοηύοτύδ, 
εούεδ, ρετΤοππΕπεε δρεοίίϊεοίϊοηδ. ούιετ δρεείίΐεΕίΐοηδ, §ιιϊύεΙίη6δ οηύ 
δοΓειν πιίεδ νύιίοίι δΐιοΐΐ 1)6 Ερρίίεύ ίη ύιε ύεδί§η αηύ οοηδίηιοίΐοη οΓ ύιε 
ΤΙιοδδΕίοηίΙςί Μείτο, Εδ ύείϊηεύ ίη Αηηεχ I. 

“ΡτεουΓδΟΓΥ \ΥογΙ«” πιεοηδ ύιε \νούνδ ίηεΐηύεύ ίη Αηηεχ 12 Εηύ ίη Ετίΐείε 
6.15 ύετείη. 

“5Α” πιεοηδ ύιε ΙοίΕΐ εοδί οΓ ύιε ΕοηοεδδίοηοΪΓε Ροτοΐΐεΐ Υ/οτΙΐδ, ννΗίεΙι ννΐΐΐ 
Γιε ρπεεύ οη ύιε βαδίδ οΓ ιίιε ρπεεδ ίηεΐιιύεύ ίη ύιε ΡεγεΙΙοΙ ΝΥοτΙίδ Ρτίοε 
Είδί, ίηοτεΕδεύ \νίύι ιίιε ρετοεπίο^ε Γογ ονετίιεού εχρεηδεδ Εηύ εοηΐΓΕείοΓ’δ 
ρτοΓιΐ (Ο.Ε. Εηύ Ο.Ρ.) ίη ΕεεοΓύΕηεε \νίύι ύιε ρτονίδίοηδ Ιιετείη. 

“5Β” ηιεοηδ ύτε Ιιιτηρ δίπη ρτίοε οΓ ιίιε Μεϊπ ν/οτ1ο5, Εδ ύιΐδ ίδ ύείϊηεύ ίη 
ΕτύοΙε 6.2.1 Ηετείη. 

“δΐ 3 §β” πιεοηδ εοού οηε οΓ ύιε δεοΐίοηδ οΓ ύιε Μεϊπ \ΥοτΙίδ Εδ ύείϊηεύ ίη 
Αηηεχ 4. 

“(ΤοηίΓΕοΙ” ηιεοηδ ύιε ρτεδεηί (ϋοηίΓΕοί, ίηο1υύίη§ ίίδ Αηηεχεδ, Εδ,ύιε δΕίηε 
η )ευ Γιε πρύοΐεύ Εδ ρτονίύεύ Ιιετείη. 
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“(_'οη 5 ΐπιοίίοη Οιηίπιεί” Γηεηηδ ίΐιε εοηίτηεί Γογ Πιε <1ε5ΐ§η, εοηδίτηείΐοη 
αηά οοπιπιΐ 55 ΐοηΐη§ οί ΐΕε Μείτο εηΙεΓΟίΙ βείν/εεη ίΚε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε αη(1 
Λε (ΓοηδίτηείοΓ, ηίίηεΐιεά ΙιεΓεΐη, 35 Αηηεχ 6. 

“(Γοηίπβιιίίοη” πιεαπδ ώε Εΐηοηηί οΓ Γοπγ ΙηΙΙΐοη (40,000,000,000) 
(ΐΓ 3 θΙ)ΐη 33 ΐη 01/01/93 ρπόεδ, ννΐιΐοΐι ννίΐΐ 6ε ρειίεΐ &γ ίΗε (ηεείς δίΕίε Ιο Λε 
ΟοικεδϊίοηαΐΓΟ, ΐη ΕεεοπίΕηοε χνίΐΐι ίΐιε ρΓονΐδΐοηδ ΙιεΓεΐη. 

“ΕίεαίΕίίοπ Οοείϊϊαβπί” πιεοηδ ίΐιε οοεΓίΐεΐεηΙ άείΐηεά ΐη ατίίείε 6.5. 
ΙιεΓεΐη. 

“ΡαΓΕίΙβΙ \ν 0Γ Ι« Ρηεε Ιήδί” ιηεηηδ ίΗε δεΓνΐεε’5 Ρηεε Εΐδί, ΐη ρπεεδ οΓ 
16-8-93, ηροπ ινίιΐεΐι Ϊ5 Ερρίΐεά ίΗε οΐΐδοοαηί ρτονΐείείΐ ιηκΙεΓ ΕΠΪεΙε 6.3.4 
ΙιεΓεΐη, οΓΤεΓε<1 Ηγ ίΗε Ιοΐηί νεηίιιτε “ΤΗΕ55Α1ΌΝΙΚΙ ΜΕΤΚ.Ο”, ννΗΐεΗ 
δΗαΙΙ Γιε αδεά Γογ ίΗε εΕΐεηίΕίΐοη οΓ ίΗε εο5ί οΓ ίΗε (ΤοηεεδδΐοηΕΪΓε ΡεγεΙΙοΙ 
\νοΓ^5, 3$ άεδεηβείΐ ΐη (Ιείαΐΐ ΐη Αηηεχ 41) Εηά ΐη ΕοεοπίΕπεε ννΐιΗ ίΗε 
ρΓθνΐ5Ϊοη5 ΙιεΓεΐη. 

“δβείΐοηδ οί ίΗε Ρι·ο]βεί” πιεηηδ ίΗε Γο11οννιη@: 

3 . Ρίο]εεί δεείϊοη Αί, Ϊ5 ίΗε §εο§πιρΗίε3ΐΙγ άείιηεά δεείΐοπ οί ίΗε Ρπ))εεί 
ινΗϊεΗ Γοπηδ ρηΠ οί Ιΐιε Ιιιπιρ 5υπι δεορε, 35 (ΙεδεηΗειΙ ίη Αηηεχ 4. 

Η. Ρίο)εεΙ δεείΐοη Βίε, ΐδ 3 δεείΐοπ οΓ ίΗε Ρτο)εει ννΗίοΙι Γοπηδ ραπ οΓ ίΗε 
Ιυπιρ δυπι δεορε Εηά ΐηεΐυίΐεδ ε3ίε§οηεδ οΓ ννοίΐίδ (§τουρδ οΓ ννοΗίδ) 
ννΗΐεΗ πη^Ηί Ηε ΐηεΐυίΐείΐ ΐη οηε ογ πχοΓε δεείΐοπδ Αΐ οΓ ίΗε Ρπ^εεί, 35 
άεδεπΗεά ΐη Αηηεχ 4 

ο. Ρτο^βεί δεοίΐοη ΑΐΒΙί, ΐδ ίΗε δεείΐοπ οΓ \νοΓΐ<5 ΒΗ χνΓ-ΐοη ΐδ ΐηϋιηίείΐ <η 
ΓΗε §εο§Γ3ρ1ιΐε3ΐ ΡΓθ]εεί δεείΐοπ Αΐ. 

“δβΓνίεε” ΓηεΕΠδ ίΗε εοιηρεϊεηί δείνΐεε οΓ ίΗε Μϊηΐδπγ οΓ Εηνΐ·Όηιηεηί. 
ΡΙιγδΐεΕί Ρίαπηΐη^ 3ηά Ριφίΐε \νοτ1ε3, ννΗΐεΗ Ιε§3ΐ1γ τερΓεδεηίδ ίΗε Οιεείί 
δίΗίε, ΐη ίΗε &απιεχνοΓΐί υί ίΗε εχεεηίΐοη οΓ ιΐιΐδ ΟηίτΕεί, ογ ιΐιε Εε^αΐ 
Εηίΐίν, ογ ίΗε ΟΓ^ΕίάδΕίΐοη Ιο ννΗΐεΗ ρατί ογ ίΗε ίοίΕΐϊίν οΓ ίΗε ππΐιΐβ οηεί 
οΗ1ί§3ίίοη5 οΓ ΐΐιε ΟίεεΚ 5ί3ίε ηηάεΓ ίΗΐδ (ΤοηίτΕεί. Γηαγ Ηε ϋΓΕΠδίεπείΙ, ίΗε 
ΟτεεΗ δίΕίε ΓεΓΠ3Ϊηΐη§ ΐη α!1 εΪΓοητη$ίΕηοε5 )οΐηΐ1γ 3Π(15ενεΓ3ΐ1γ 1Ϊ3ΐ)1ε ννΐίΓι 
δυεΗ 1ε{?3! εηίΐίν ογ θΓ§3ΠΪ53ίΐοη ίοννηπίδ ίΗε (Ζοηεεδδΐοηαΐίε, Γογ (Ηε (Ιυε 
ΓαΙΓιΙπιεπί οΓ (Γιε οΗΙΐ§3ίΐοη5 οΓ ίΗε δίΕίε ηηίΙεΓ ίΗΐδ (Ιοηίτάεί. 

“δβΓνίεε \ν'θΓΐίδ” πχεηηδ ώε ννοΛδ ΓείΕΐεά ίο ώε 1οε3ίϊη§, τεπιονΕί 3ηά'οΓ 
Γε1οο3ίΐοη οΓ ίΕε πείννοΛδ, \νΗΐε1ι ίΐιε εοπιρείεηΐ Ρη1)1ΐο υιΐΐΐϋγ 
θΓ§3ηΪ53ίΐοηδ δΐιαίΐ ηοί 3ΐ1ο\ν ώε Οοηεεδδΐοηηΐτε ίο εχεεηίε, 3ηά \νΗΐεη 
δηεΐί εοπιρε<εηΙ ΡιχΙ)1ΐε υΐΐΐΐίγ θΓ§3ηΐδ3ίΐοπ5 $1ΐ3ΐ1 εχεεηίε ίΐιεπίδείνεδ, 
1ΐ3νΐη3 οΙ)ί3Ϊηε(1 Λε 3ρρΓον3ΐ οΓ ίΐιε δεΓνΐεε, ΐη βοεοπίΕηοε \νΐίΗ ίΗε 
ρτοχηδΐοηδ 5εί οηί ΙιεΓεΐη. 
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“διιΗδίίίιιίβ Εηίΐίγ” πιεηηδ ίΗε εηίΐίγ (Ιείϊηεά ίη 3Γίίο1ε 32. 

“(ΓοηδίπιοΙίοη Τίπιβ - 5οΗβι1υ1β” τηεηηδ ίΗε οοηδίπιοίίοη ώπε δοΗεάηΙε 
ΕίίαοΗεά Ηετείο 35 Αηηεχ 7 35 Γεάτ3\νη Ηγ ίΗε Οοηοεδδίοηβίτε ίη 3εεοΓ(ΐ3ηοε 
ννίίΗ Αηηεχ 1, 3η(1 35 3ρρΙίοαΗ1ε &οπι ϋΰηε ίο ϋίιηε. 

“ΕίηαηείηΙ Α§Γεεπιβηί$” ηιε3η5 ίΗε 3§τεεπιεπί5 Γείεττεό ίο ίη Αηηεχ 2, 35 
ίΗίδ Αηηεχ ννίΐΐ Ηε 'τηεηάείΐ υροη ίΗε ΡίηαηοΪ3ΐ (Ι1θ5Ϊη§. 

“ΓίηαηααΙ ΡΙβη ” πιεηηδ ίΗε ίϊη3ηοΪ3ΐ ρΐηη 3ίί3θΗεά Ηετείο 35 Αηηεχ 3, 35 
ιιρθΕϊείΙ (τόπι ίίιηε ιο ίίπιε. 

1.2 Ιηίεπ)Γεί3ΐίοη 

ΤΙιε ίο11ο\νίη§ ηχίεδ οί ίηίετρΓεί3ίίοη δΗαΙΙ 3ρρ1γ ίο ίΗίδ Οοηίΐ3θί: 

1.2.1 \νΗετενοΓ ίΗε οοηίεχί τεφίπεδ 5ο, ννοπίδ ίιπροΓίίη§ ίΗε δίη^ηίατ 5 Η 3 ΙΙ 3ΐδο 
ίηοίικίε ίΗε ρΙιίΓΕί 3ηά νίοε νετδα. 

1.2.2 ΤΙιε ννοΓάδ “ρεΓδοηδ” ννίΐΐ ϊηοΐαείε ρΗγδίοα! 3η(1 1ε§3ΐ ρετδοηδ, ννΗετενεΓ ίΗε 
οοηίεχί Γεςιιϊτεδ 50. 

1.2.3 Ιη ΐΗίδ ΟοηίΓ3θζ τείετεποε ίο 3ηγ Ετΐϊοίε, 5ηΗ-3Γΐίο1ε, ρ3Γ3§Γ3ρΗ ογ 3ηηεχ, 
τερτεδεηίδ τείετεηοε ίο ίΗε δρεοίίίο 5υΗ-3τίίο1ε, δρεοίΓιο ρ3Γ3§Γ3ρΗ ογ 
δρεοΐΓιο Εηηεχ ΗεΓείη, ιιηίεδδ οίΗεηνίδε εχρτεδδΐγ δΐηίείΐ ΗεΓείη. 

1.2.4 ΤΗε Ηε3<1ίη§5 Η3νε Ηεεη ίηδεΓΐείΙ Γογ οοηνεηίεηοε οί τείετεποε οηΐγ 3η<1 
δΗαΙΙ ηοΐ Ηε Ι3ΐ<εη ίηίο οοη5ί(1εΓ3ΐίοη ίη ίΗε ίηίετρΓείαίίοη οί ΐΗϊδ (Γοηϋηοί. 

1.2.5 Αηγ τείετεποε ίο ίΗε ρτονίδίοηδ οί ίΗίδ ΟοηίτΕοί 15 πιεηηί ίο Ηε ηΐ3(1ε ίο ίίδ 
οθΓτεδροη(ϋη§ ρτονίδίοηδ, 35 3ρρ1ϊο3Η1ε ίτοιη ίϊπιε ίο ώπε. 

1.2.6 Αηγ τείεΓεηοε ίο ίΗίδ (Γοηίταοί ίδ τηεαηί ίο Ηε ιηβάε ίο ίΗϊ$ (ΤοηίτΗοί Ιο§είΗετ 
ννίίΗ ίίδ Αηηεχεδ. 

1.2.7 Κ,είετεηοε ίο 3ηγ Ι3\ν, ογ 3Πίο1ε οί 3 ΐ3ν/, ίδ πιε3ηΙ ίο Ηε πΐ3(1ε ίο ίΗε 
οοΓτε5ροη<1ίη§ ρΓονίδίοηδ, 35 3ρρΙίθ3ΗΙε ίτοτη ΐύηε ίο ίίπιε, εχοερί ίί 
οίΗεηνίδε 5ί3ΐε<1 ΗεΓείη. 

1.2.8 Κ,είετεηοε ίο 3 ρεΓδοη ννίΐΐ ίηοΐα^ε τείεΓεηοε ίο ίίδ δυοοεδδοτδ 35 ννεΙΙ 35 ίίδ 
ρεππίίΐείΐ δρεοΪΕΐ δαοοεδδοτδ 3η(1 355ί§ηεεδ. 

1.2.9 Α ΓηοηΐΗ/γε3Γ πιεβηδ ίΗε ίίπιε ρετίοά 5ί3Πϊη§ οη 3 οετίηίη άαγ οί 3 οηΙεηάΕτ 
πιοηΐΗ/γε3Γ 3η<1 εηάίη§ οη ίΗε ηυχηεποηΐΐγ οοπ·εδροηάίη§ άηγ οί ίΗε 
δΐιοοεδδίνε 03ΐεη(ΐ3Γ πιοηΐΗ/γε3Γ, ιιηίεδδ ίΗετε ίδ ηο ηιιπιεπο3ΐ1γ 
οοΓτεδροη(1ίη§ άηγ ννίΐΗίη ίΗε ιηοηίΗ/γε3Γ \νίιΗίη ννΗίοΗ δχιΗ]εοί ρ^τίοά εηάδ. 
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ΐη ννΗΐεΗ ο£56, ίΗε ώηβ ρεήο<1 ννΐΐΐ εη(1 οη ίΗε ΐ£5ΐ <ΐ£γ οί δυ^εεί ΟΕίεικΙπτ 
ηιοηΐΗ οί δυ^εεί γε£Γ ογ οί ίΗε ίο11ο\νΐη§ γε£Γ. 

1.2.10 ν/ΙιεηενεΓ ΐη ίΗΐδ Οοηίτδεί ΓείεΓεηεε Ϊ5 Γη&(1ε ίο £ ηυηιΗεΓ οί ά£γδ, 5ΐιε1ι 
ΓείεΓεηεε δΗυΙΙΗε πιεαηί ίο Ηε πιβάε ίο ευΐεηάυτ ά3γδ, υηίεδδ Βυδΐηεδδ ϋ£γδ 
£τε δρεεΐίΐεά. 

1.2.11 >ΥΗεηενεΓ ΐη ιΗΐδ (ΓοηίτυεΙ ογ ΐίδ Αηηεχεδ, ρΓονΐδΐοη ΐδ πΐ£(ΐ6 ίοΓ £ 
ηοΐΐίίεηΐΐοη ογ ΐδδυε οί 3η ΐηδίτυείίοη, Γεςυεδί, εηάοΓδεπιεηί, εοηδεηί, 
£ρρΓον£ΐ, εεπΐΓιευίε ογ άείεπηΐηβίΐοη Ηγ £ηγ ρεΓδοη, υηίεδδ οίΗεηνΐδε 
δρεεΐίΐείΐ ΗεΓεΐη, δυεΗ ηούίΐευίΐοη, ΐηδίτυείίοη, Γεςυεδί, εηάοΓδειηεηΐ, 
εοηδεηί, 3ρρΓον£ΐ, εεΓίΐ£ΐε3ίε ογ (ΐ6ίεπηΐη£ίΐοη, δΗ£ΐ1 5ε §ΐνεη ΐη \νηίϊη§ £η<1 
ίΐιε ννοΓ(1δ “ Γεςυεδί ”, “ ΐηδίηιεί ”, “ ηοίΐίγ ”, “ εηίΙοΓδε ”, “ εοηδεηί ”, 
“ 3ρρΓονε ”, “ εεηΐίγ ” ογ “ «Ιείεπηΐηε ”, δΗυΙΙ 5ε εοηδίηιεά 3εεοπϋηβ1γ. 

1.2.12 “ ΑρρΓοναΙ ” (βηίΐ ΓεΙεΐίε<3 ίεπηδ δυεΗ £5 “ αρρΓονε ”.ογ “ 3ρρΓονε(1 ”) 5 Η 3 ΙΙ 

πιεαη εοτηρΙΪ£ηεε ννΐίΗ ίΗε ίειτηδ οί δυεΗ 3ρρΓον£ΐ 35 εχρίεδδεά ΐη ιΗΐδ 
(ΙοηΐΓ3εί. 

1.3. ΚβρΓβδεηΙηίΐνβδ οί ίΗβ ΡΒΓίίεδ 

1.3.1 ΤΗε ίε§£ΐ ΚερΓεδεηΐυίΐνε οί ίΗε Οτεε!< 5ί£ίε δΗηΙΙ Ηε £ρροΐηίε(1 ννΐίΗΐη οηε 
πιοηίΗ ίτοιη ίΗε δΐ§ηαΐυτε οί ίΗε ρκδεηί (Γοηίτυεί 3η(ί δΗυΙΙ Ηε επιροννετεά ίο 
£εί ΐη ίΗε ηβιηε 3ηά οη ΗεΗαΙί οί ίΗε ΟΓοεΚ 5ΐαίε ίοΓ 311 ίΗε ηεεάδ οί ιΗΐδ 
Οοηίτβεί. 

1.3.2 ΤΗε Τε§£ΐ Κ,ερΓεδεηίΕίϊνε οί ίΗε Οοηεεδδΐοηυϊτε δΗ£ΐ1 Ηε £ρροΐηίε(1 ννΐιΗΐη 3 
ηιοπίΗ &οπι ίΗε 5 Ϊ@η£ίυτε οί ρτεδεηί Οοηίτυεί £Π(1 δΗυΙΙ Ηε ειηρο\νεΓ6£ΐ Ηγ 
ίΗε ΟοηεεδδΐοηίήΓε’δ Βοβτά οί ϋΐΓεείοΓδ 5εδδΐοη, ίο 30ί ΐη ίΗε η£πΐ6 £ηά οη 
ΗεΗηΙί οί ίΗε Οοηεεδδΐοηβΐτε, ίοΓ 311 ίΗε ηεεάδ οί ιΗΐδ ΟοηΐΓ3εί. 

1.3.3 ΕΐίΗεΓ (ΖοηΐΓ3είΐη§ Ρυτίγ πιβγ ηοίΐίγ ίΗε οίΗετ Ρ£Γίγ οί ΐίδ ΐπϊεηίΐοη ίο 
εΗοη^ε ΐίδ Ιερί Κ.ερΓεδεηΐ3ίίνε 3ηά ίΗε ά£ίε υροπ ννΗΐεΗ δυεΗ εΗυη^ε δΗυϋ 
ΐηίεε ρΐ£εε. 

1.3.4 ΟοπυηυηΐεΕίΐοη Ηεηνβεη ίΗε δεηάεε £πά ίΗε (Γοηεεδδΐοηβίτε δΗυΙ! Ηε <1οηε 
ΐη 3εοοΓά3ηεε ννΐίΗ ίΗε ρτονΐδΐοηδ οί 3Γίϊο1ε 37 ΗεΓεΐη. 

υ.5 ΕυεΗ Οοηίταεϊΐηβ Ρατΐγ ΗετεΗγ δί£ίεδ 3η<ί νναιτΗηίδ ίΗ£ΐ 3.11 εοπυηυηΐε£ΐΐοηδ 
δΐ^ηοά Ηγ ΐίδ Κ.ερΓεδεηΐ£ΐΐνε, δΗυΙΙ Ηε εοηδΐ(1εΓε<1 35 εοπυηυηΐευίΐοη οί ίΗε 
Οοηΐτηοΐΐηβ Ρ£τίγ ΐίδείί 3ηά 5 Η 3 ΙΙ Ηΐη<1 ΐί 1ε§£ΐ1γ ΐη 3οεοΓά3ηοε ννΐίΗ ιΗΐδ 
(Γοηίτυοί, ννΐίΗουί ίΗε οίΗεΓ Οοηίτυείΐη^ Ρυτίγ Η£νΐη§ ίο εηςυΪΓε 35 ίο ίΗε 
υυίΗοήίγ £η<1 ροννετ οί ίΗε Κ.ερΓ6δεηί£ίΐνε οί ίΗε ίϊτδί Ρυτΐγ. 

1.3.6 Μτ. ΑροδίοΙοδ Αΐηιηβπΐδ, τεδΐίΐεηί οί Μυτουδδΐ Αίίΐΐα, 4 Αροδίοίου ΡυνΙου 
δίτ., ΐδ 3ρροΐηίε(1 Ηετεΐη 35 ίΗε “ΑηίΐΜΐίοδ” οί ίΗε ΟοηεεδδΐοηΒίΓε. 
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1.3.7 ίεπηίΐίγ, ηοουτηογ είο. οί ίΗε δΐιΗππίίεή άηίη. 

Τίιε (Γοηοεδδΐοηηϊτε &η<1 ηΐΐ ίΗε ηΗονε ρητίΐεδ υηάεΓ 3ηγ ρπ>ρειίγ ΓερΓεδεηί 
ίο ίΗε ΟΓεεΙί δίηίε, Ηεΐη§ ρεΓδοηη11γ ΙΐηΗΙε ίοΓ ίΗΐδ ΓερΓεδεηΐηίΐοη ιΗηί ηΐΐ ίΗε 
3 ΐΒονε 1ε§η1ΐδηίΐοη άοουιηεπίδ άεροδΐίεά ίο ίΐιε 5ί3ίε ηί ίΗε δΐ^πηίατε οί ίΗΐδ 
οοηΐτηοί: 

2 . Ατε Ιε§η1, οοιτεοϊ αηά ηοουτηίε ηηή 

5. ϋο ηοί οοτηε ΐη οοηίτηήΐοίΐοη ννϊίΗ ίΗε ίεπηδ οί ίΗε ρΓε$εηί Οοηίτηοί 
αη(1 ΐί 3 Αηηεχεδ, 3ΐΐ(1 Λαί ενεη ΐί η οοηίτκϋεΐϊοη εχΐδίδ, ί!ιεγ 
ιιητεδβΓνείΙΐΥ ηοοερί ηη<3 εχρΓ8δδ1γ ιιη<1εΓΐη1<ε ίΗε ΓεδροηδΐΗΐ1ΐίγ ίο 
Γεοίϊίγ ίΗε οοηίτηήΐοίΐοη ηί ίΠεΪΓ οννη 03τε 3ΐκ1 εχρεηδε, ννΐιΗοαί ρτείεχί 
3 ηά ννΐίΗΐη ΓεηδοηηΗΙε ήπιε ίτοπι ίΗε (ί3γ ί1ιεγ 5ΐια11 Ηε ηοΐΐίίεά ογ δΗηΙΙ 
Ηεοοιηε ηννητε οί ίΗε εχΐδίεηοε οί ίΗε οοηίΓ3(ϋοίΐοη. 


2. (ΓΟΝΌΙΤΙΟΝδ ΡΚΕΟΕϋΕΝΤ ΤΟ ΤΗΕ ΕΝΤΚΥ ΙΝΤΟ ΓΟΚΟΕ ΟΡ 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΓΓ 

2.1 ΤΗε ρΓεδεηί (Γοηίτηοί δΗηΙΙ οοιηε ΐηίο ίοΓοε αροη ίΗε άηίε οί Ηιΐίιΐιηεηί οί 
ίΗε ίο11ο\νΐη§ οοηήίίΐοηδ : 

2.1.1 Ε 2 \ν Γ 3 ίΐΓιε 5 ρΓεδεηί Οοηίτηοί, 3Π(1 ΗοίΗ ίΗΐδ (Γοηίτηοί ηηή ίΗε Κ.3ίίίγΐη§ Ηη\ν, 
3 τε ρυΗΙΐδΗεά ίη ίΗε ΟίίίοΪ3ΐ Οονεπιιηεηΐ Οηζείΐε. 

2.1.2 3 . ΤΗε Ροηη(ϋη§ δΗητεΗοΙάεΓδ Η3νε ηηάεΠηΗεη ίο δεευτε ίο ίΗε 
(Γοηοεδδΐοηηϊτε ΐη ηοοοπίηηοε ν/ΐίΗ ίΗε Ρίη3ηεΪ3ΐ Ρΐ3η αρήηίεά 31 ίΗε άζ υ οί 
Ρΐη3ηοΐα1 Οοδΐη§, 3 η η§§τε§ηΐε ηιηοιιηί εςιιαΐ ίο ίΗε άΐίίεΓεηοε Ηεηνεεη ίΗε 
Μΐηΐιηιιιη δΗητε Οηρΐίηΐ ηηά ίΗε δΗ3τε οηρΐίηΐ ηηή Ηηνε (Μνετεά ίο ίΗε 
(Γοηοεδδΐοηηϊτε οοιτεδροη(ϋη§ Ιείίείδ οί {ξΐιητηηίεε ΐη ηοοοπίηηοε ννΐιΗ ίΗε 
ρΓονΐδΐοηδ οί 3Γίΐο1ε 17.1.1. οί ίΗε ρΓεδεηί (ΓοηίτηοΙ. 

Η. ΤΗε (Γοηοεδδΐοηηϊτε Ηηδ εηίετεά ΐηίο ίΗε Ρΐηηηοΐη1_Α§Γεειηεηΐδ ογ ίΗε 
Ρΐη 3 ηοΪ 3 ΐ Α^τεεπιεηΙ ΐη Γεΐ3ίίοη ίο ίΗε δαΗοπϋηηΙείΙ Εοηηδ, ρτονΐήεά ίοΓ ΐη 
ΐίδ Ρΐηηηοΐηΐ Ρΐ 3 η ?ηά δΐιοΐι Α§τεεπιεηίδ Η3νε Ηεεη ηοίί£ϊο(1 ίο ίΗε δίηίε ηηή 
Ηηνε οοπιε ΐηίο ίοΓοε, ρτονΐάεά δηοΗ Ιοηηδ 3τε ίοΓεδεεη ΐη ΐίδ Ρΐη3ηοΪ3ΐ Ρΐ3η 
ννΗΐοΗ (Ρΐη 3 ηεΐ 3 ΐ Ρΐηη) ίΗε (ΤοηοεδδΐοηηΐΓε πιυδί Η3νε ηοιίΓιεά ίο ίΗε δίηίε, 
ννϊίΗ εορΐεδ οί ίΗε Ρΐη3ηοΐη1 Αετεειηεηίδ ογ οί ίΗε Ρίη3ηοΪ3ΐ Α§τεειηεηΐ, 
ινΗΐοΗ Ηηνε οοπιε ΐηίο ίοΓοε. 

2.1.3 ΤΗε (Γοηοεδδΐοηηπε Ηηδ εηίετεά ΐηίο ηΐΐ ΡΐηηηοΐηΙ Α§τεεπιεη1δ ρΓονίήεά ίοΓ 
Ηυ ΐίδ ΡΐηηηοΐηΙ Ρΐηη, ν/ΗΐοΗ δΗηΙΙ Ηε ώι1γ δί§ηεά Ηυ ίΗε Τεηάετδ, ηηή 3.11 
οοηάΐίΐοηδ ρτεοεάεηί ίο ίΗε Γιτδί άτη\ν άον/η οί ήιηάδ απάετ ίΗε ΡΐηηηοΐηΙ 
Α§τεειηεηΙδ, Ηηνε Ηεεη ήιΐίίΐΐεή ογ ν/ηΐνεά ηηή Ηη$ ηοίΐίΐοά τεΐενηηί οορΐεδ 
οί δΐιοΗ Ρΐη3ηοΪ3ΐ Α§τεεπιεηίδ ίο ίΗε ΟγοοΗ δίηίε. δυοΗ ενεηί, ΐ.ε. ινΗεη ίΗε 
ηΗονε οοηάΐίΐοηδ Ηηνε Ηεεη ίτϊι1Γι11ε(1 ογ ν/ηΐνεή, ΐδ ήείίηεή ηδ “ΡΐηηηοΐηΙ 
Οΐοδΐης”. 
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2.1.4 ΤΗε Ο.Όΐκε55ΐοη&π·ς Ηαδ δΐιΗπιίίΐε<1 ίη \νηίίη§ Ιο ίΗε ΟτεεΗ 5ί3ίε εορίεδ οΓ 
ίΗε ΟοοϊΙ ΡετΓοπηαηοε οΓ ίΗε Οοηδΐηκίίοη 3ηά ίΐιε Οοοά ΡετΤοπηΒηοε οί 
ίΗε Ορετηίίοη 3ηά ΜαχηΙεη&ηοε Εείίετδ οί Οθ3Τ3ηίεε, \νΗίοΗ δΗαΙΙ Ηε §ίνεη 
Ιο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΐτε ΐη Βοοοπίοηοε ννίΐΗ 3Πίε1ε 17.2 Ηετείη. 

2.2 ΑΓίετ δί§ηίπ§ ίΗε ρτεδεηί (Γοηΐταοί, ίΐιε ΟτεεΗ 5ί3ίε 5 Η 3 ΙΙ ίίπιείγ δυΗιηίΐ ίί Γογ 
Γ 3ίίίϊο3ίίοη ίο ίΗε ΟτεεΗ ΡατΙΪΕΐηεηΐ, ιηά δΗ&ΙΙ Ηαηίΐΐε αΐΐ ρτοοεΠατεδ αικί 
ρΓερατε ιΐΐ άοουιηεηίδ ηεοεδδβιγ ίο ίΗίδ εΓΓεεΐ. 

2.3 Ιη ίΗε ενεηί ΐΗηί είίΗετ (&) ίΗε ΟοηίτΕεί ΐδ ηοί Γ3ίίίΙε<1 Ηγ 1α\ν Ηγ ίΗε ΟτεεΚ 
Ρητίίβτηεηΐ Ηγ ίΐιε εηά οΓ ϋαε Γοαηίι (4ίΗ) πιοηΐΗ ίτοπι ίΗε άηίε οί ίΗε 
Βΐ^ηβίιίΓε οΓ ίΗίδ (ΤοηίτΕοί, ογ (Η) ίΗε εοηΗίίίοηδ ΓεΓεττεΗ ίο ίη ρ 3 Τ 3 §τ 3 ρΗδ 
2.1.2., 2.1.3. 3η(1 2.1.4. οΓ ρτεδεηί ΕτίίεΙε, Ηηνε ηοί Ηεεη 53ίί5ίϊε<1 Ηγ ιΗε εη<3 
οΓ ίΗε δίχίεεηίΗ (16 ,Η ) πιοηΐΗ ίτοπι ίΗε ίΐαίε οί 5ί§η3ίιιτε οΓ ίΗίδ (ΤοηΐτΕΟΐ, 
53νε 3ηγ εχίεηδίοηδ ΐΗ3ί τηί§Ηί Ηε 3§τεει1 ίη λνπΐιη§ Ηεηνεεη ίΐιε ΡΕΠίεδ, 
ίΗεη ρτεδεηί (ΤοηίτΕοί βΗεΙΙ ηοί ρπχΐιιοε 3ηγ τεδυΐϊδ, ίί δΗαΙΙ 6ε ηιιΐΐ 3η(1 νοίά 
3Π(ί ίΗε Ρατΐϊεδ δΗαΙΙ ηοί Ηε ΗεΙΗ τεδροηδίΗΙε οτ Ηε ΙίαΗΙε Γογ οοιηρεηδβΐίοη ίο 
οηε ΕηοίΗετ. 


3. (ΓΟΝΤΚΑΓΤυΑΙ, 500ΡΕ 

3.0 Οεηεταί 

\νίίΗ ίΤιίδ (ΓοηίΤΕΟί Επά ίΗε ίεττηδ $εί οαί ΗεΓείη, ιΗε ΟτεεΗ δίΕίε §Γ3ηίδ ίο ίΗε 
(ΖοηοεδδίοηΕΪτε ίΗε τί§Ηί επΗ ίΗε (ΙοηοεδδίοηΕίΓε ΗετεΗγ αηάεΓΐΕΐίεδ ίΗε 
οΗΙί§3ίίοη ίο ίΐηηηςε, (Ιεδί^η, οοηδίηιεί, οοπυηίδδίοη, οοηιρίείε, άενεΐορ, 
πΐ3ίηί3ίη, ΓΠ3Π3§ε επϊΙ ορετΕίε ίΗε Μείτο, 3ί ίίδ οννη τΐδίί Εηά τεδροηδίΗίΙίίγ, 
ννίιΗοαί Ηείη§ εηίίί1ε(Ι ίο οΙεϊπι 3 ί 3ηγ ίίιηε ίτοπι ίΗε ΟτεεΗ 5ί3ίε 3ηγ ηιοηεγ 
οτ §υΕΤ3ηίεεδ οΓ ίΗε ΟτεεΗ 5ίαίε, υηίεδδ οίΗεηνίδε ρτονΐάβά ίη ίΗίδ (ΖοηίτΕοί. 


3.0.1 



υηίεδδ οίΗεηνίδε ρτονΐ<1ε(1'Γοτ ίη ίΗίδ (ΤοηίτΕοί, ίΗε (ΖοηοεδδίοηΕΪτε: 
3) ίδ Γυΐΐγ 3νν3τε 


οΓ ίΗε δί3ίε οΓ ίΗε 1αη<1 επ( 1 ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ, οη \νΗίεΗ ίί ϊδ §Γ3ηΐεο1 
τί§Ηίδ, 

οΓ ίΗε ίγρε 3η(1 εχίεηί οΓ ίΗε τΐδίί ίί ιιη(1εΓΐ3ΐ<ε$ ίη τεδρεεί οΓ ίΗε 
(Ιοηεεδδίοη, 


Η) Η35 §3ίΗεΓεί1 3.11 ηεοεδδβτγ ίηΤοπηΕίίοη ίη οτάετ ίο 03πγ ουί ρτεδεηί 

(ΤοηίτΕοί, ίηοίικϋηβ ίηίετ εΙϊε, ίηΓοππΕίϊοη εΗοιιΙ ίΗε ΠΕίιιτε, ίΗε 
Ιοο3ίίοη 3η(1 ίΗε 5ί3ίε οΓ ίΗε ΐ3η(1 3η<1 ίΗε δΐιΗ-δοίΙ, ίΗε ΗγώΌΐοβίοΕί, 
§εο1ο§ίθ3ΐ, βεοίεοΗηίεηΙ επγΙ ϋηάετ^τοιηκΐ οοη<ϋ(ίοη5. 
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ο) 5αδ ία5εη ϊη οοηδί<1εΓ3ΐίοη 

■ (5ε ρβΓίίαιΙβπίίεδ οΓ ί5ε Ιοεαΐ οοηάίίίοηδ 3η(1 ίηδΐ3ΐΐ3ίίοη5, 

■ ί5ε ςυηΐίίγ οΓί5ε εχίδίίηβ δίηιςηιτεδ ννΚίοΗ ννΐΐΐ 5ε ιΐδεά 35 ρατί οΓ 
ί5ε Μείτο, 

■ ί5ε οοΓκϋήοηδ 3η(1 αναϊΐβΐίϊΐϊΐγ οί"1&5ουτ, 

• ΐ5ε δαίητίεδ, ί5ε δοΓείγ 3ηά 5γ§ίεηε Γεφίίτειηεηΐδ Γογ ί5ε \νοτ1<εΓ5, 

■ ι5ε εηνίΓοητηεηίπΙ ίδδΐιεδ 1ίη1<ε(1 ίο ί5ε Ρτο^εεί’δ εοηδίηιοίίοη, 

■ (5ε 5 υί αεηογ οΓ ρυ51ϊε αίίΐίίγ δετνίοεδ, 

■ ίΐιε ο5, «Είϊοηδ 3Πδίη§ ουί οΓ (5ε ειητεηί Ιε§ίδΐ3ΐίοη ίη §εηεπι1 
αη(1 ίη ϊΐβίίοη ίο ϋ5ε α5ονε, 

■ ι5ε ρεπ ιΐίδ αρρΓοναΙδ Γεςαίτείΐ Γογ (5ε Ρπ^εοΓδ εοηδίηιεόοη. 

3.0.2 Τ5ε ΟοηοεδδίοηαΪΓε δΗαΙΙ ηοί 5ε <ϋδο53Γ§ε(1 οΓ 3ηγ οΓ ί5ε ο51ί§3ίίοηδ 3ηδίη§ 
ουί οΓ (5ε ρΓεδεηί (Γοηίτηεί, ΐη εαδε 3ηγ οΓ ί5ε ίηίοπηαίΐοη §ίνεη 5ν ί5ε 
Οτεε5 5ίηίε ρτίοτ ίο ί5ε (Ιαίε οΓ δΐ§ηαηιτε οΓ ί5ε Οοηίτηοί, ογ 5γ αηγ οηε 
είδε, 3 τε Γηίδε οτ/απά ίηδυΓΓιοίεηϊ 3η(1 ί5ε (Γοηεεδδίοηηίτε δΗηΙΙ ρτοοεειΐ ίο ίίδ 
οννη εχητηίηηϋίοη, Γε§3πϋη§ (5ε 3θουτ3ογ 3ηά εοπιρίεΐεηεδδ οΓ δυεΗ 
ίηΓοπηηίίοη. 

3.0.3 \νϊί5 Γε§3τάδ ίο ί5ε (1εερεηίη§ οΓ ί5ε ΙενεΙ οΓ ί5ε ρΓθ]εοϊ, \ν5ίο5 ίδ άεδθπ5ειΓ 
ίη 3τίίο1ε 6.15.5 Κετείη, ί5ε ΟοηεεδδίοηυίΓε αηάε^εδ 311 ί5ε ηεοεδδητγ 
εχρεηδεδ Γογ ί5ε 3(Μίϋοη3ΐ ννοτίίδ \νί(5 τε§3τάδ ίο ί5ίδ άεερεηίη§ 5υί άοεδ 
ηοί 5εητ ί5ε εχρεηδεδ οΓ 15ε 3(Μί5οη3ΐ ννοτ^δ Γεδυ1ίίη§ ίτοπι ί5ε εχϊδίεηεε οΓ 
ννηίετ, ρΓονίάει! δΐιοΗ ίδ ιηεί, 3ί 3ηγ ροίηί ίί ίδ τηεί, άιιε ίο (5ε άεερεηϊη§ οΓ 
ί5ε ΙενεΙ οΓ ί5ε ρπ^εεί ίτοηι (5ε ΓοΓεδεεη ΙενεΙ οΓ Αηηεχ 1 ίο ί5ε ηε\ν άερί5 
ΙενεΙ. 

3.1 Τ5ε δεορβ οΓ (5β Οοηεεδδΐοπ Οοη(Γ3εί ΐδ : 

3 . (5ε άεδίβη, δίιΐίΐγ, εοηδίηιοίίοη, Γιη3ηείη§, ορεΓ3ίίοη, εχρ1οίί3ϋοη 3Π(1 

ηιηίηίεηαηεε οΓ ί5ε Μείτο, ΐη 3εεοπΐ3ηεε \νίί5 ί5ε ίεπηδ 5εΓεοΓ, ίη 
εοη$ίί1εΓ3ίίοη οΓ ί5ε εοηοεδδΐοη 5γ ί5ε Οτεε1< 5ί3ίε ίο ί5ε 
ΟοηεεδδίοηΒΪΓε οΓ (5ε εχείυδϊνε π§5ί ίο ορεΓ3ίε, πιηΐηΐηίη 3ηά εχρίοϊί 
ίΐιε Μείτο ίη αοοοτάοηοε \νί(5 15ε ίειτηδ ΚετεοΓ. 

5. Τ5ε άεδΐ§η 3 ηά οοηδίηιοίίοη οΓ ί5ε (Ιοηοε55ίοη3ίΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1 ν/οτίίδ, ίη 
ηεεοπίηηοε \νίί5 ί5ε ίεπηδ δεί ουί Πετείη. 

3.1.1 (Γοηοεδδ'ιοπαίΓε’δ (ΤοηδίΐΙεΓαίιοη 

Τ5ε ΟοηεεδδίοηαΪΓε ιιηοΐεπαΐίεδ, οη ί5ε 53δίδ οΓ ί5ίδ (ΙοηίΓ3εΐ, ι5ε ο51ί§30οη 
ίο: 


3 . 


€ 3 πγ οαί 311 δίικίίεδ 3 ηά τε1εν3ηί ίηνοδίί£3ΐίοηδ ίη τεΐηίίοη ίο ί5ε Μηίη 
\νοτ1ί5 οΓ (5ε Μείτο 3η<1 ί5ε (ΖοηεεδδίοηηίΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοΗίδ, ίη 
3εεθΓ(ΐ3ηεε ν/ί(5 (5ε ρτονίδίοηδ οΓ Αηηεχ 1. 
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Η. Τΐιηεΐγ ΟοηΗοαίΟΐ αΐΐ λνοτΗδ, ΐηδί3ΐΐ3ίΐοηδ, 3η(1 εςυΐρτηεηί οΓ ιΗε Μείτο, 
ννΐϋι ίΗε τεφίϊτεά Ηΐ§Η ςαηΐΐίγ, 3ηά ΐη βοεοτίίβηοε \νΐιΗ ιΗε ρτονΐδΐοηδ 
δει ουί Ηετεΐη 3ηά Αηηεχ 1, δο 3δ ΐί ΐδ Ωί Γογ ρατροδε 3η<1 ννίίΗ ιΗε 
τεφίΐτεά δοΓείγ ΐΗαί ΐδ 3ρρτορτΐαίε Γογ 3 πιοάεπι Εατορεβη Μείτο. 

ε. Ορεπιΐε ίΗε Μείτο, <Πιτΐη§ ίΗε ννΗοΙε άυτΒΐΐοη οΓ ίΗε Ορετ3Ωοη Ρεπού 
3ΐκ1 πταίηίαϊη ΐί ΐη βοοοτύαηοε ννίίΗ ιΗε ρΓονΐδΐοηδ ΗετεοΓ, 3ί ϊίδ ον/η 
τεδροηδΐΗΐΙΐίγ 3ΐι<1 εχρεηδεδ. ΜοΓε δρεοΐΩοηΙΙγ, ίί αηύετίηΗεδ ίο εηδατε 
αΩετ ίΗε Ωτδί γεατ οΓ ορετβΩοη αηά ύυτΐηβ 311 ίΗε τειηβΐηΐηβ γεατδ οΓ 
ϋιε ΟρεταΩοη Ρεπού, 3Π Ανετ3§ε ΜοηίΗΙγ ΤεοΗηΐθ3ΐ ΑνβΐΙηΗΐΙΐίγ οΓ 
ίΗε Μείτο εςηβΐ ίο 0,98. 

ύ. Ρΐπ3ηοε ίΗε Μείτο (δίηύΐεδ, ΐηνεδίΐ§3Ωοηδ, οοηδίηιεΩοη οΓ Μ 3 Ϊπ 
ννοτίτδ, ΐηεΐιιύΐηβ εχρεηδεδ Γογ ΐηδίηΙΙηΩοηδ, εςυΐριηεηι 3η(1 το11ίη§ 
δίοοΗ, πΐ3ίηίεη3ηοε 3η<1 ορετ3ίΐοη), Ηεγοηύ ίΗε (ΖοηίτΐΗιιΩοη οΓ ιΗε 
5ί3ίε, ΐη αοοοτύαηοε ννΐίΐι Ιίιε ρΓονΐδΐοηδ ΗετεοΓ. 

β. Ρΐηβηοε ίΗε Ρτο]εεί ννίίΗ 3 δύτη οΓ ίεη ΗΠΙϊοη (10,000,000,000 ίη 
16.08.1993 ρπεεδ) ύταοΗπιαδ, Γογ ιίιε ύεδΐ§η 3Π(ί εχεαιΩοη οΓ ίΗε 
Ρ3Τ3ΐ1ε1 \νοτ1(δ, ΐη βοοοτύαηοε \νΐίΗ ίΗε ίεπηδ δει οιχί Ηετεΐη. 

Γ. Οεΐΐνετ ίΗε Μείτο ίο ίΗε Οτεείί 5ί3ίε, ΐηεΐηύΐηβ ΐίδ πιον3Η1ε 3η(1 
ΐπιιηονηΗΙε εφίΐρπιεηί 3ηύ ίΗε το11ΐπ§ δίοοΙ<, ΐη Ωιΐΐ ορετ3ίΐοη 3η<1 ΐη 
§οο(1 οοηύΐΩοη, Η3νΐη§ τε§3τύ ίο Γηΐτ \νε3Γ 3η<1 ίε3Γ, ΕΤίετ ίΗε εηύ οΓ 
ίΗε Οοηεεδδΐοη Ρεπού, ΐη βοοοτύαηοε ννίίΗ 3τίΐο1ε 33 Ηετεΐη. 

§. ΊΠιε Οοηεεδδΐοηηΐτε δΗαΙΙ εηδατε 31 ΐίδ ο\νη τεδροηδΐΗΐΙΐίγ 3η(1 

εχρεηδεδ, ίίΐ3ΐ ίΗε ΑύπιΐηΐδΙηίοτ δΗαΙΙ 3δδΐδί ίΗε 5ί3ίε ΐη ίΗε ορεηιΐοη 
3ηά ιηαΐηίεηΗηοε οΓ ίΗε ρτο]εοΐ ύητΐη§ ίΗε Μαΐηίεπ3ηοε Αδδΐδΐ3ηεε 
Ρετΐού, ΐη βοοοτάβηοε ννίίΗ ίΗε ρτονΐδΐοηδ δεί ουΐ Ηετεΐη. 

Η. Αύαρί, 3ί ΐίδ τεδροηδΐΗΐΙΐίγ αη(1 εχρεηδεδ ίΗε Μείτο ίο ίΗε ηεεύδ οΓ 
ραδδεη§εΓδ’ ίπιΓΩο υρ ίο ίΗε ΙΐπιΐΙ οΓ 18,000 ρ3δδεη§ετδ ρετ Ηοατ 3η(1 
ύΐτεοΩοη άιιτΐη§ ίΗε ρε3ΐ( Ηοιιτδ. 

3.1.2 5ηΗ]εεί ίο ίΗε ρτονΐδΐοηδ οΓ ίΗΐδ (Γοηίταοί, ίΗε (Γοηοεδδΐοηαΐτε 3ΐδο 

αηύετίαΗεδ 31 ΐίδ ο\νη 03τε 3η<1 εχρεηδεδ, ίΗε Γο11ο\νΐη§ οΗΙΐρΩοηδ: 

3. Το οαιτγ οιιί ίΗε δίηύΐεδ Γοτ ίΗε ορετ3ήοη, εχρίοΐίβΐΐοη 3η<1 

πΐ3ΐηΐεη3ηςε οΓ ίΗε Μείτο. 

Η. Το (1τ3\ν - ιιρ ίΗε Ορεταίΐοη 3η(1 Μηΐηίεηαηοε Μ3ηιΐ3ΐ οΓ ίΗε Μείτο 3ηύ 
ίο υρ<ΐ3ΐε ΐι ν/Ηεηενετ τεςυΐτεύ, Γοτ ίΗε ύυτ3ϋΐοη οΓ ίΗε Οοηίταοί. 

ε. Το πιβΐηίηΐη 3Π(1/ογ τεηειν ίΗε πιονβΗΙε οτ ΐπυηονηΗΙε εςηΐρπιεηΐ οΓ ίΗε 
Μείτο ν,ϊιΗΐη ίΗε (ταπιεΛνοτΙί οΓ ίΗε ρτεδεηί (Ζοηΐτ3^ί 3 ηύ ΙΗε 
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5ρεοϊ£ϊοαϋίοη5 οί Αηηεχ 1, ΐη οτύετ ίο εονετ πίΕΪηίεηΕηοε ηεεύδ αικί ίο 
εοπιρίγ \νϊΐ±ι ίΗε τεςυίτεπιεηΐδ οί ίΗε (ΤοησΕοί \νίίΗ τε§3Γύ ίο δηίεΐγ 
3η(1 δετνίεε Ιενεί 3ΐκ1 ίο οοηιρίγ ινίίΗ ίΗε δΕίείγ τε§υΐΕίϊοηδ, Ηείη§ ίη 
ίοτεε &ΟΓΠ ίίιηε ίο ίίιηε. 

(1. Το ίταΐη, ύυτίη§ ίΗε ΐΕδΐ γεητ οί (Ηε (Γοηοεδδίοη Ρεπού, ρετδοηηεΐ υρ ίο 
25 ρετδοηδ, ννΗίεΗ δΗαΙΙ υηύεΠΕΤε οη ΗεΗηΙί οί ΐΗε ΟτεεΗ δίΕίε ιΗε 
ορετΕίίοη Εηύ ηιαΐηΐεη3ηοε οί ίΗε ΜΕΤΚ.Ο. 

3.1.3 ΟϋτεεΗ δίαίε (ΤοηδίύετΕίίοη (Οοηίταεί Ρηεε) 

δυΗ)εεί ίο ίΐιε ρτονίδίοηδ οί ρΓεδεηί (ΖοησΕοί, ίΗε ΟτεεΗ δίΕίε: 

3.1.3.1 υηύεΠαΗεδ ίΗε ίο11ο\νΐη§ οίο1Ϊ23ϋΐοη5 : 

α. Το ραγ ίο ΐΤιβ Οοηοεδδίοηαίτε επ Εΐηουηΐ εςυηΐ ίο ίοπν ΗίΠϊοη 
(40,000,000,000) ύτηοΗπίΕδ ίη 01/01/1993 ρτίοεδ. ΤΗίδ Εΐηουηΐ δΗηΙΙ Ηε 
τενίδεύ \νίίΗ ϊΐιε Εδοαίαίίοη Οοείίϊοίεηί 3η(1 δΗΕΠ Ιοε ρηίύ ύυτίη§ ίΐιε 
Οοηδίπιοίίοη Ρεπού οί ίΗε Μέσο, ρτοροτίίοηΕΐΙγ ίο ίΗε ρτο§τεδδ οί ίΐιε 
ν/οτΗδ οηύ ίη ΕεοοτύΕηεε \νίίΗ ίΗε Ρίηαηοίη§ ΡΙεπ ννΗίοΗ ννίΐΐ Ηε ύτΕ\νη 
ιιρ αροη ίΗε “ΤιπεποϊεΙ ο1θδίη§” Εηύ ινίίΗ Ετΐίεΐεδ 6 Εηύ 13 ΗεΓεοί. 

Η. Το ρΕγ ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε ίΗε ρτίεε ςοττεδροηύίη§ ίο ίΗε ΡΕΓΕίΙεΙ 
\νοί1ί5 εχοεεύίη§ ίεη Ηίΐΐίοη (10,000,000,000) ύτΕοΗπίΕδ ίη 16/08/1993 
ρτίεεδ, ίη ΕεοοτύΕηοε ινίίΗ ίΗε ίεπηδ δεί οιιί ΗεΓείη. 

3.1.3.2 ΟΐΈηίδ ΗετεΗγ ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε, ίΗε εχοΐυδίνε π§Ηί επ(1 ΗεηεΓιί ίο 
ορεΓΕΐε, ΓΠΕίηίΕΪη Εηύ εχρίοΐί ίΗε Μέσο, υρ ίο ίΗε εηύ οί ίΗε Οοηοεδδίοη 
Ρεπού. ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε δΗαΙΙ εχεΓοίδε ΐΗίδ τί&Ηί, Ηγ οο!1εοίίη§ ίΗε 
τενεηυεδ &στη ίΗε ΙίοΗείδ Εηύ &οιη ίΗε ίίοΗείδ’ δυΗδίύγ, ίη ΕεοοτύΕηοε ννίίΗ 
Ετίϊείε 15 ΗεΓείη, Εδ ννεΐΐ Εδ ίΗτου§Η ίΗε ροίεηίΪΕΐ τενεηυεδ &οπι οίΗετ 
εχρΙοίΐΕίϊοηδ Εθοοτύίη§ ίο ίΗε ρτονίδίοηδ οί Ετΐίοίε 3.1.3.4. 

3.1.3.3 υηύετΐΕΗεδ ίΗε οΗ1ί§Είίοη ίο ρΕγ, ύυηη§ ίΗε ννΗοΙε ύυτΕίίοη οί ίΗε 
ΟρετΕΐίοη Ρεπού οί (Ηε Μέσο, ε δυΗδϊύγ οη ίΗε ίίεΐεείδ οοπεδροηύίη§ ίο ε 
ρετοεηίΕ§ε οί (Ηείτ ρτίοε, ίη ΕεοοτύΕηοε ννΐιΗ ίΗε ρτονίδίοηδ οί Ετίίοίε 15 
Ηετείη. 

3.1.3.4 ΤΗε Οτεε)< δίΕίε §πιηΙδ ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε ίΗε τί§Ηΐ ίο ίηδΐΕΠ Εύνετΐίδίη§ 
οτ οοπυηετοίΕΐ δρΕοε ίη ίΗε ΜΕΤΚ.Ο, ίη ΕεοοτύΕηοε ννίίΗ ίΗε ρτονίδίοηδ 
Ηετείη. 

3.2 Οοηοεδδίοη Ρεπού 

3.2.1 ΤΗε Οοηοεδδίοη Ρετίού δίΕτΐδ υροη ίΗε ΕίΓεοΐϊνε ϋΕίε Εηύ εηύδ 25 γεητδ 
ΐΕίετ, υηίεδδ ίΗε Οοησηοί ίδ ίεπηΐηΕίεύ οτ εχίεηύεύ Ηείοτε δυεΗ ,ύΕίε, ίη 
ΕεοοτύΕηοε ν/ίιΗ ίΗε ρτονίδίοηδ οί ίΗίδ ΟοπσΕοί. 
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3.2.2 Εχίεπδϊοηδ οί ίΗε Οοηοεδδίοη Ρεηοιΐ οΓ ίΗε Ργο^οΙ, ρΓονίΗεΗ Γογ ΗεΓείη, 
5 ΗεΙΙ Ηε §Γ2ηΙε(1 ίη ίΗε Γο11θλνϊη§ 03585 : 

α. Ιη 03$ε5 ννΗεΓε 3θοοπϋη§ ίο ίΗε ρΓονΐ$ϊοη5 οΓ ΐΗίδ Οοηίχ 3 θΐ, αη 
εχίεηδΐοη οΓ ίΗε Οοιηρίεΐίοη ΟεΕΗΙίηε οΓ ίΗε (2οη5ίπιοΗοη 5 Η 3 ΙΙ 5ε 
£Γ 3 ηίεά. 

5. Ιη ε&$ε5 ννΗεΓε δΐιοΗ 3η εχίεηδΐοη ίδ ρΓονΐ(1ε<1 Γογ Γογοο π^'εατε ογ 
οιΗογ Γ8350Π5 ρΓονϊΗει! Γογ ΗεΓείη. 

3.3 λνίιΐιουΐ ρΓε]ιι<ϋοε ίο ίΐιε ρΓονίδίοηδ οΓ ΕΓίίοΙε 28 ΗεΓείη, ίΗε Οαηοε 55 ίοη 3 ίτε 
5 Ηε 11 Γαΐίΐΐ ϊί5 οΗΙΐ§3ίίοη5 ίη 5υοΗ 3 ννηγ, 35 ίο οοπιρίγ ννίίΗ 311 τεΙενΕηί 1ανν5 
3η(1 Γε£ϋΐ3ίίοη5, 35 ίη Γογοο Γγογπ Ηπιε ίο Ηπιε. 

3.4 ΕεοΗ ΡηΠγ ΗεΓεΗγ ΠεοίΕτεδ, λν3ΓΓ3ηΐ5 αηΠ οοηίΪΓτη 5 ιΗει : 

α. ίί Η35 ΓίιΙΙ ρολνεΓ, ΕΐιΐΗοπίγ 3Π(11ε£3ΐ π§Ηί ίο εχεοαίε ιΗί 5 (Γοηίπιοί αηΗ 
ίο ρεΓΤοπη ίί5 οΗ1ί§3Ηοη5 ΗεΓειηκΙεΓ. 

Η. ίί Ηε 5 Ηεεη 1ε§3ΐ1γ 3αίΗοη5εΗ Γογ εΙΙ αοίίοηδ ΓεςυίτεΗ ίη ιΗηι τεδρεοί ίη 
οπίετ ίο ρεΓΤοπη ίί5 οΗ1ί§3Ηοη 3ηΗ, ννίίΗ τε^ΕπΙ ίο ίΗε δΐ 3 ίε, ννίίΗ 3Ϊ1 
ηεοε553τγ ΙειρδΙηΗνε, εχεοιιΗνε, 3ΐ1πιίηί5ΐΤ3Ηνε 3 ηΗ οίΗεΓ 
βονεΓητηεηΙηΙ 30ί5,5ΐιΗ)εοί ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ οΓ ητΗοΙε 2.1.1. ΗεΓείη. 

ο. ίί Ηε 5 1ε§α11γ 5Ϊ§ηε(1 ίΗίδ Οηίπιοί 3η(1 ίΗηί 5ΐιοΗ (Τοπικοί οοηδίίίυΐεδ 
ίΐιε 1ε§Εΐ, ν3ΐίίΙ 3η<ί Ηίη(ϋη§ οΗ1ί§3Ηοη, Ηείν/εεη ίΗε ρ 3 ττίε 5 , ιη 
Εοεοπίπηοε ννίίΗ ίΗε Ιεπηδ 5εί ουί ΗεΓείη. 

ΤΗε δίαίε ΗεΓεΗγ Ηεοΐβτεδ, νν3ΐταηί5 ΕηΗ οονεη3ηί5 ίΗηί ίη 0Γ<1εΓ (ο εηδατο 
ίΗε 1ε§3ΐΐίγ, ν3ΐί(ϋίγ, εηΤοΓοεβΗίΙίΐγ ογ ηοοερίπηοε οΓ ίΗίδ ΟοηίτΕοί, ίι Ϊ 5 ηοί 
ηεοε553τγ ίΗαί ί±ιΐ5 ΟοηίτΕΟί Ηε Γε§ί5ΐεΓεΗ, ΓεοοηΙεΗ ογ ΓιΙεΗ ννίίΗ 3 ηγ οοαπ 
ογ οίΗετ ΕυΐΗοηΐγ ογ Ηε οειΉΓιεΗ ογ ίΗ3ί 3ηγ 5ί3τηρ ογ 5 Ϊιηίΐ 3 Γ ί 3 χ Ηε ρ 3 ΐι! ίη 
τεδρεοί οΓ ίΗίδ ΟοηίΓΕΟί, 5ΐιΗ]εοί ίο ίί5 γεΗΓιοεΗοπ Ηγ Ιηνν, ίη Βοοοπίπηοε ννίίΗ 
3ΐίίο1ε 2.1.1. ΗεΓείη. 


4. ΌΕ5ΙΟΝ ΟΓ ΤΗΕ ΜΕΤΚΟ ΡΚΟ-ΙΕΟΤ - δυΡΕΚ ΥΙδΙΟΝ 

4.1 0Η1ί§3ίίοη$ οΓ ίΗε Οοηοε55ίοη3ΪΓθ ννίίΗ τε§3π1 ίο Πεδινή. ϋε 5 ί§η Οιεο1<. 
Αρροίηϋπιεηΐ οΓ ίΗε ΙηΗερεηΗεηί Εη§ίηεεΓ. 

4.1.1 ΤΗε ΟοηοεδδίοηΒΪΓε ιιη(1εΓί3ΐ(ε5 ίΗε οΗ1ί§3Ηοη ίο <3τ3νν υρ 3ηΗ οοπιρίείε ίΗε 
ΟεηεΓ3ΐ 3η<1 ΟείηίΙεΗ Ρίηαΐ Οε5Ϊ§η ίηο1υόίη§ ίΗε (ΕοηδίηιοΗοη 0Γ3\νίη§5, ίη 
οοπιρΙίΕηοε ννίίΗ ίΗε ρΓονίδίοηδ ΗεΓεοΓ, ίΗε 3ρεοίΓιθ3Ηοη5, Αηηεχ I αηΗ ίΗε 
ςπηίίΐγ 355ΐΐΓ3ηοε Π33ηιΐ3ΐ$ Γογ ίΗε εΐ3ΗθΓ3ήοη 3ηΗ οΗεοΙ< οΓ ίΗε άε 5 ί§η 
3οοοπϋη§ ίο Ι$0 9001 ρΓοοεΗατε. 
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4.1.2 ΤΗε ΟοηεεδδίοηαΪΓε αΐδο υηίΙεΠΕΗεδ ίΗε οΗϋ§3ίίοη ίο εηττγ ουί αηγ 
ίπνε5ίί§αηοη$ 3ηι1 ίεδίδ ϊί οοη$ίι1εΓ5 ηεεε553τγ Γογ ίΐιε <1ε5ί§η ϋΐκΐ δίυοίγ οΓ 
ίΗε Μαϊη ν/οΗίδ, ϊη εοπιρίίαηοε \νίίΗ ίΗε ρΓονΐδΐοηδ ΗεΓεοί, ίΗε 
5ρεεί£ίθ3ίϊοη5 3ΐκ1 Αηηεχ 1. 

4.1.3 Πιε ΟοηοεδδίοηαΪΓε υηεΙοΓίαΗεδ ίΗε οΗΠ@3ίίοη ίο ε3ΐτγ ουί 3ην ΓυπΗεΓ 
Γε35θηαΗΙγ ηεεε553τγ 5ϊίε ίηνεδΠβΕίΐοηδ 3ηΗ ίεδίδ, ννΗϊεΗ ίΗε Ηκίερεηίΐεηί 
Εη§ίηεεΓ ιη&γ ϊικϋοαίε ιιροη ίίδ τενιενν οΓ ίΗε δεΗεώιΙε οΓ 5ίίε ΐηνε 5 ίί§ 3 ίιοη 5 
3ΐκ1 ίε5ί5 ρΓορητειί Ηγ ίΗε (ΤοηοεδδίοιίΕΪΓο, 35 \νε11 35 3ηγ 3<Πϋίίοη3ΐ (1ε5ί§η 
άεπνίη§ ιΗεΓβ&οιη. 

4.1.4 Αηγ ρ3Γί οΓ ίΗε εΙηΗοπιΐΐοη οΓ ίΗε Ρΐηαΐ ϋε5ΐ§η Γη3γ Ηε δΐιΗοοηίτΒοίειΙ ίο 3 
(3ε5Ϊ§η 5ΐιΙ)οοηΐΓ3οίθΓ \νϊίΗουί ίίιε €οηεε55ΐοη3ΪΓε Ηείη§ τεΐΐενεύ ίη 3ηγ \ν3ν 
οΓ ϊ 15 Γε5ροη5Ϊί)ί1ΐΐΐε5 ίο\ν3Γ(ΐ5 (Ιιε ΟΓεεΗ 5(3ίε Ηγ νίπιιε οΓ ρΓεδεηί ΟοηίτΕοί. 
ΤΗε (1ε5Ϊ§η 5ΐιΗεοηίτ3εΙθΓ \νί11 Ηανε ίίιε Γθίεν3ηί ςιΐ3ΐϊΓιε3ίϊοη 3ηά εχρεπεηοε 
Γογ ίίιε δεορε οΓ \υογΗ δυΗεοηΐτηείεΗ ίο ίί. Πιε δεηάεε 3ΐκ1 ίίιε ΙηΗερεηΗεηί 
ΕηβίηεεΓ \νί11 Ηε ϊηίοπηοίΐ Ην ίΗε ΓοηεεδδίοηαίΓε οΓ ίίιε ίάεηίίίν οΓ αηγ 
(1εδί§η 5αΡεοηΐΓ3είθΓ αηά οΓ (Ηε δοορε οΓ ννοτ^ δυΗεοηϋηείεά ίο ίί. 

4.1.5 ΤΗε Οοηεεδδίοηαΐίε αηίΐ ίΗε ΟΓεεΗ 5ί3ίε \νί11 )οΐηί1γ Ηιγο ίΗε Ιηάερεηίΐεηί 
Εη§ίηεεΓ, οΓ ϊηίεΓΠ3ίίοη3ΐ Γεριιί3ίιοη 3ηά 5ί3ίιΐ5, οί τεΙεν3ηί ηυ3ΐϊίιε3ίίοη 
3Π(1 εχρεπεηοε Γογ ίΗε ρυτροδεδ οΓ <Πιίϊε5 3ηΗ ΓεδροηδίΗίΙϊιίεδ άείιηεά ΗεΓείη 
3γκ1 Ηκίερεηιίεηί Γγοπι ίίιε ρητίΐεδ, 3ΐ Ιε35ί Πνο (2) πιοηΐΗδ ΗείοΓε ίΗε ά3ΐε οί 
ίΗε Ρΐηαηείαΐ Οθ5ΐη§. ΤΗε 5ε1εείίοη οί ίΗε Ηκίερεηίΐεηΐ Εη§ίηεεΓ 5Ηα11 Ηε 
Π33(1ε ουί οί 3 1Ϊ5ί οΓ ίιπηδ ννΗίεΗ εο1ΐ3ΗθΓ3ίε / 3τε 3εεερίαΗ1ε Ηγ ίΗε 1εη(ϋη§ 
Β3ηΗδ (ΐηε1ικϋη§ ίΗε ΕΙΒ), Ηγ 3 εοπιπιΐίΐεε ΐηε1υάΐη§ ίΗε ΟγοοΗ 5ί3ίε, ίΗε 
Ιεη<3ϊη§ ΒαηΗδ 3ηά ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε. 5υεΗ οοτηιηίΐΐεε 5 Ηε11 δείεεί ίΗτεε 
03ηί1ί(ί3ΐε Γιιτηδ 3ηά ίΗε ίΐηαΐ δείεείίοπ οί οηε 3ΐηοη§ ίΗε ίΗτεε 5 Ηε11 Ηε ηΐΕίΙε 
Ην ίΗε ΟίεεΗ δίαΐε, ννϊΐΗίη 3 εΐεαάΐίηε οί ίιήεεη (15) άηγδ ίτοπι ίΗε 
ηοίιΓιοΕίϊοη ίο ίΗε ΟγοοΗ 5ί3ίε οί ίΗε 3Ηονε Ιίδί οί εαη<3ίά3ΐε5. Ιη 035ε ννΗείε 
ίΗε ΟίεεΗ 5ϊ3ίε άοεδ ηοί δείεεί ίΗε Πκίερεηίΐεηΐ Εη§ϊηεεΓ \νίιΗίη ίΗε 3Ηονε 
πιεηίίοηείΐ ρεποά, ίίδ δείεείΐοη \νΐ1Ι Ηε πΐ3<1ε Ηγ ίΗε 1εη(ϋη§ ΒαηΗδ 3ΐηοη§ 
ίΗε 3Ηονε ίΐιτεε 03η(ϋ<ΐ3ί05. ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕίΓε 5Η&11 ίΗεη εηίεΓ ίηίο 3 
Γεδρεείϊνε 3§ΓεεπιεηΙ \νΐΐΗ ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεεΓ, ϊη 3εεοπΐ3ηοε ννϊιΤι ίΗε 
ιηηΐη ίεπηδ οί Αηηεχ 13. ΤΗε 53ΐηε ρΓοεεΗυτε 5 Η 3 ΙΙ Ηε ίο11ο\νε<1 ϊη 035ε οί 
Γερΐ3εεπιεηι οί ίίιε Ιηάερεηάεηί Εη§ϊηεεΓ. ΤΗε Ιηάερεηάεηί ΕηβίηεεΓ ίο Ηε 
Ηυείΐ δΐιουΐά 3ΐδθ πιεεί ίΗε 3ρρΓον3ΐ οί ίΗε 1εη(ϋη§ Β3ηΗδ. 

4.2 5εορε οί ίΗε Ρε5ΐβη 

4.2.1 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε δΗαΙΙ υηάεΓίαΗε ίΗε εΐ3ΗθΓ3ίΐοη οί ίΗε ΟεηεΓΕί ΡιπεΙ 
Ώε5ί§η ννϊΐΗίη ίΗε Γιτδί δίχ πιοηίΗδ, ϊη οοιηρ1Ϊ3ηοε ννΐΐΗ ίΗε 5ρεεΐΓιθ3ίίοη5 
3η(1 Αηηεχ 1 3ηά οη ίΗε Η35Ϊ5 οί ίΗε τεδυΐίδ οί ίΗε ΐηνε5ίί§3ίϊοη5 3η<1 ίεδίδ. 

4.2.2 ΤΗε ΟεηεΓηΙ Ρΐηηΐ ϋεδϊβη ννϋΐ εοηί3Ϊη ίΗε ίΠ3Ϊη (ϋπιεηδϊοηδ 3ηά πΐ3ίη 
ΙεεΗηϊεαΙ εΗ3Γ30ίεπ5ίΐεδ οί ίΗε Μεϊπ ΨογΗ5. 
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4.2.3 ΡοΙΙοννίη§ ίΗε οΗεο1< αικί οεΠϊίιοΕΐιοη οί ίΗε ΟεηεΓΕί ΡϊπεΙ Οε$ΐ§η Ηγ ιΗε 
Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ, ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε δΗηΙΙ εΙηΗοΓΕίε ίΗε ΟεΐΕΪ1ε<1 ΡϊπεΙ 
Οε$ΐ§η οοηίΕΪηϊη§ ε 11 ηεοεδδΕτγ (ΙείΕΪΙδ Εηά άΐιηεηδΐοηδ Ιο εη&βίε ιΗε 
εχεοιιίίοη οί ίΗε Μεϊπ ν/θΓΐ<5. 

4.3 Ρβ5Ϊ£π - Ιηνβ5ίί23ίίοη5 ΟΗεοΗίηβ 

4.3.1 Πιε Γηάερεηίΐεηΐ Εη§ϊηεεΓ ν/ΐΐΐ εχεΓοΐδε ε 11 ίίδ π§Ηίδ &ηά άυίϊεδ ίη 
ΕοοοπίΕηοε \νΐΐΗ ίΗε ρΓονΐδίοηδ οί ρΓεδεηί ΟοηίτΕοί Εηά οί ιΗε Ιηάερεηάεηί 
Εη§ΐπεεΓ’δ Α§τεειηεηί. ΜιΗ Γεδρεοί ίο ίΗε Οεδΐ§ηδ, ιΗε Ιικίερβηίΐεηί 
Εη^ίπεεί δΗαΙΙ: 

■ οΗεο1< ίΗε δοορε οί ίΗε ΐηνεδίΐβΕίΐοπδ Εηά ίεδίδ, ρΓερατεά Ηγ ίΗε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, οΗεοΗ επ< 3 οοπιιηεηί οη ίΗείτ δυϊΐΕΗΠΐίγ αη(1 ΕάεςιίΕογ 
ίοΓ ίΗε ρατροδεδ οί ίΗε <1εδϊ§η Εηά ρΓονϊάε ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε Εηά ίΗε 
δεΓνϊοε \νίΐΗ ε οοργ οί ίΗε δοορε οΗεοΙίείΙ. 

■ ίοΐίολν ιιρ ίΗε εΙαΗοΓδίΐοη οί ϊηνεδίΐβΕίϊοηδ αηά ίεδίδ. 

■ οΗεο1< Εη<1 οεπΐίν (Ην \νΕν οί ίΗε ϋεδΐ§η ΟΗεοΚ ΟεΓίϊίιοΕίοδ), ιΗβί ίΗε 
ΟεηεΓΕί Εη<3 ϋείΕΪΙεά ΡϊπεΙ Οεδΐ§η οοπιρίν \νΐιΗ ίΗε $ρεοΐίΐο 3 ίίοηδ εγκ! 
Απηεχ 1. 

* οΗεοΙί εικ! οεΓίΐίγ ίΗαί ίΗε ψΐΕΐΐίγ ΕδδατΕηοε Εηά ςιίΕΐΐίν οοηίτοί 
πίΕηυΕίδ οοπηρίγ ννίιΗ 150 9001 ρΓΟοεάιίΓεδ εικ! οίΗεΓ Γείενηηί ίεπτίδ οί 
ίΗε ΟοπΐΓΕοί, αικίΐί ίΗεϊτ ΐπιρΙεηιεηίΕίΐοη απά ρΓονίάε ίΗε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε εγκΙ ίΗε δεινΐοε \νΐιΗ α οοργ οί δΐιοΗ οΗβοΗεά εικ! 
οεΓίίίΙείΙ-ηίΕηυΕίδ. 

■ ώ"Ε\ν ιιρ Εηά ρΓονϊάε ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε Εηά ίΗε 5εΓνίοε ννίιΗ ρεποώο 
ρΓ 0 §τεδδ τεροΓίδ οονεπη§ ίΗε ΕΟίΐνίίγ οί ίΗε ρΓονϊοαδ ρεποά εικ! 
εοιηπιεηί οη ροίεηίΪΕΐ ιΐδίίδ οί άεΐηγδ. 

■ ϊδδΐιε Εηά ρΓονίάε ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε Εηά ίΗε δεΓνϊοε \νΐιΗ 3.11 ίΗε 
ϋεδΐ§η ΟΗεοΙί ΟεΓίίίιοΕίεδ Εηά ίΗε οεΓΐίίΙεά άοοιιτηεηίδ. 

■ οΗεοΙς τεροΓί επ< 3 οοΓητηεηί οη ίΗε δίΕίιΐδ οί 5ΐίε Εοςαϊδΐίΐοη 3 ηά 
άεΙΐνεΓγ, Ρεπηΐίδ, εηνΪΓοηιηεηίΕΐ δίιΐίΐΐεδ Εηά οοηδεηίδ, ίτΕίίίο 
άΐνεΓδϊοη ΕΐτΕη§ειηεηίδ, ΡεγεΙΙοΙ \νοΓΐίδ Εηά Εηγ οίΗεΓ ενεηίδ ογ 
οΐτοιιπίδίΕηοεδ ννΗΐοΗ πίΕγ άεΐαγ ίΗε οοιηιηεηοειηεηί οί ίΗε 
οοηδίηιοίΐοη ογ ίΗε ρΓ 0 §τεδδ οί ίΗε Μεϊπ \\ γ ογΗ 5 ΐη ΕοοοπίΕηοε ννϊΐΗ ίΗε 
Οοηδίηιοίϊοη Τΐπιε δοΗεάηΙε. 

■ Είΐνΐδε οί Εοίΐοη ΓεςιιίΓείΙ ίο Ενοΐίΐ ογ τεάηοε άεΐηγδ. 

4.3.2 ΤΗε 5α*νίοε τεοείνεδ βτοπι ίΗε Ιη(1ερεη(1εηΐ Εη§ΐηεοΓ ίΗε ηΗονε ιηεηίΐοηεά 
ρΓθ§τοδδ ΓεροΠδ, ίΗε δΐιΗπιΐδδΐοη δοΗεάιιΙε οί ίΗε εΐεπιεηίδ οί ίΗε <1εδΐ§η (Εδ 
άείιηείΐ ΐη ίΗε Οοηδΐταοίϊοη ΟοηΐτΕοί), επ( 1 οορΐεδ οί ε 11 οεπΐΓιεί! ρΕΓίδ οί ίΗε 
ΟεηεΓΕί Εηά Οείηϊίειΐ ΡϊπεΙ Οεδϊ§η. ΤΗε 5εΓνϊοε ΐδ εηίΐίΐε^ ίο Γεςηεδί &οιη 
ίΗε Ιηοίερεηίΐεηΐ Εη§ΐηεεΓ ΐηίοπηΕίΐοη Εδ ίο ίίδ ΕΟίΐνίίγ ίη §εηεΓΕΐ, 


■ 


ίο νίδΐί ίΗε ρΓεπιΐδεδ επ(1 οΗϊοεδ οί ίΗε Ιη4ερεη(1εηΐ Εη^ΐηεεΓ Εηά 
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■ ίο Είΐεηά ίΗε πιεεΐΐη§δ ΗεΜ Ηείν/εεη ίΗε (ΖοηεεδδΐοηαΪΓε, ίΗε 
(ΖοηδίηιοΐοΓ, ίΗε ΑάπήηΐδίταίοΓ 3η<1 ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ. 

4.4 ΚβπιαηβΓ3ίίοπ οΓ ίΗε Ιη(1ερεη(1εηί ΕηείπεεΓ 

ΤΗε ΓετηιιηεΓΕίΐοη οΓ ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη^ΐπεετ ΐδ ΐηεΐιιόεά ΐη ίΗε ίοί&Ι εοδί 
οί ίΗε ρΓθ)εεί ηηά ννΐΐΐ Ηε τεεεΐνεά ίΗτοιι§Η ν/ΐίΗώην/Εΐδ 3υίοπΐ3ίΐθ3ΐ1γ, υροη 
ίΗε 3ρρΓον&1 οί ίΗε ΕεηεΙεΓδ (εϊΐΗεί &οτη & τενεηυεδ 3οεοαηί ογ ϊη ΕηοίΗετ 
νναγ) α$ ϊί ν/ΐΐΐ Ηε <5είϊηε<3 άατΐη§ ίΗε Γιη3ηεΪ3ΐ εΐοδΐηβ, ΐη 3§τεεηιεηΙ \νΐίΗ ίΗε 
Εεηάετδ. 

4.5 ΟιεεΗΐηρ ΡΓοεεόυΓε Ην ίΗε Ιη<1ερεη(1εηί ΕπρΐηεεΓ οί ίΗε Ιηνε$ίΐρ3ίΐοηδ 
3ηά Τεδίδ 3Π(1 ίΗε Γίηηΐ Ρεδΐρπ 

4.5.0 ΤΗε (Τοηοεδδΐοη3ΪΓε δΗηΙΙ Ηε εηίΐιίεά ίο άϊνίάε ίΗε Ρΐηοΐ ϋεδΐβη ΐη ροπΐοηδ, 
εποΗ ίοπηίη§ ΐίδείί 3 τε3δοη3Η1γ ΐηάερεηάεηΐ ραπ οί ίΗε Μαΐη ν/οτίίδ, Ηβδεά 
οη ΐί 5 ρΕίίΐειιίΕηΐγ ογ ίίδ §εο§Γ3ρΗΐθ3ΐ ΙοοΕίΐοη ογ οίΗετ επίεπΕ 3ηά ίο είίεεί 
ίΗε Γεςυίτεά δΐιΗπιΐδδΐοηδ ΐη (ΙΐίίεΓεηΙ 5ΐ3§εδ ΐη 3οεοπΐ3ηεε ννΐίΗ ίΗε αΗονε 
άΐνΐδΐοη. 

4.5.1 ΤΗε ϋε 5 ΐ§η (ΓΗεεΗ ΟεΓίΐίΐθ3ίε ΐδδυεά Ηγ ίΗε Ιηάερεηίΐεηΐ Εηβΐηεετ ΐη 
Γείαίϊοη ίο Εηγ ρ 3 χΐ οί ίΗε ΟεηεΓ3ΐ 3ηά ϋείΕΪΙεά Ρΐηαΐ ϋεδΐ^η, ννΐΐΐ εεπίίγ 
ίΗηί δΐιεΗ ρ 3 Π οί ίΗε ΟεηεΓΕί ογ ίΗε ΟείΗΪΐεά ΡϊπεΙ ϋεδΐ§η, τηεείδ ίΗε 
δρεείίίοΕίΐοηδ 3η<1 Αηηεχ I. 

4.5.2 λνΐίΗίη 30 (ΐΗΐΓΐγ) ά 3 γδ ίτοπι ίΗε ά3ίε οί δΐιΗπιΐδδΐοη οί αηγ ρ3Π οί ίΗε 
ΟεηεΓ 3 ΐ ογ οί ίΗε Οείαΐΐείΐ Ρΐη3ΐ ϋεδΐ£η, ίΗε ΙηΗερεηάεηί ΕησΐηεεΓ $Η3ΐ1 
εεηϊίγ ίΗε οοπιρΙΐΗηοε οί ίΗε 53ΐά ρ3Λ οί ίΗε ΟεηεΓ3ΐ ογ Οείαΐΐεά ΡΐηαΙ 
Οεδΐεη ννΐίΗ .Αηηεχ I αηά ννΐίΗ ίΗε δρεεΐίϊοΗίΐοηδ, ογ 5 Η 3 ΙΙ ηοίΐίγ 3ηά ,ίυδίΐίγ 
ΐη \νηΐίη§ 311 ίίδ οΗδετνΕίΐοηδ. 

ΤΗε ΟοηοεδδΐοηαΐΓε δΗ3ΐ1 Γεείΐίγ 3ηγ ηοη-οοπιρ1Ϊ3ηοε 3ηά τε-δυΗπιϊΐ δΐιοΗ 
Γεείΐίϊεά άεδΐ§η 3η«1 ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ δΗ&11 εεΓΐίίγ ογ ηοίΐίγ ίίδ 
εοιηπιεηίδ, ννΐΐΗΐη ίοιιτίεεη (14) ά3γδ ίτοπι ίΗε άαίε οί ΓεδϋΗιηΐδδΐοη, 
ίο11ο\νΐη§ ίΗε δ&πιε ρτοοεάπτε 3δ 3Ηονε. 

Ρ3Ϊ1ΐη§ ίΗε ννηίίεη τερίγ οί ίΗε ΙηάερεηΗεηί Εη§ΐηεετ ννΐιΗΐη ίΗε 3Ηονε 
ηιεηίΐοηειΐ άεηεΐΐϊηεδ, ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ δΗαΙΙ Ηε άεεπιεά ίο Ηβνε 
εεπίΓιε<3 ίΗε εοπιρΙΐΗηεε οί ίΗε δΐιΗπιϊίΐε(1 άεδΐ§η ννΐίΗ Αηηεχ I 3ηά ίΗε 
δρεεΐίιοΕίΐοηδ, βηά ίΗε τεΐαίεά ϋεδΐ§η ΟΗεεΗ ΟεπΐίϊοΕίε 5 Η 3 ΙΙ Ηε άεεπιεά 
ΐδδυεά 3ί ίΗε εχρΐταίΐοη οί ίΗε 3Ηονε ιηεηΙΐοηε<1 ρεποά. 

Ρο11οννΐη§ ίΗε ΐδδυε ογ ίΗε άεεπιεά ΐδδηε οί ίΗε Οεδΐ§η ΟιεεΗ €εΓίΐίΐο3ίε, 
ίΗε δετνΐεε 3 ηά ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε ινΐΐΐ δΐπηι1ΐ3ηεοιΐδ1γ τεεεΐνε 3 Ηιΐΐ εοργ 
οί ίΗε εοιτεδροη(1ΐη§ ρ3Πδ οί δΐιεΗ Οεδΐ§ηδ. 
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4.5.3 


4.5.4 


4.5.5 


4.5.6 


ΤΗε δεπ/ΐοε τηβγ, ννΐίΗΐη 3 άεΕίϋιηε οΓ ίννεηίγ (20) ίϊοιπ ίΗε τεοείρΐ οί 
Λε ρΕΓΐ οί ίΚε Οεδΐ§η Γογ ννΗΐοΗ 3 ϋεδΐβη (ΓΗεοΗ ΕειΗΓιοείε Ηηδ Ηεεη Ϊ 55 αεεΙ 
ογ ΐδ άεεπιεά ίο Ηε ΐδδυε<1, ηοίΐίγ Ιηίίερεικίεηί Εη^ΐπεετ 3 ΐκ 1 ιΐιε 
0οηεε55Ϊοπ3ΪΓε ϊη λνηίΐηβ, οί 3ηγ οΗδετναίΐοηδ ογ οΗ)εοίΐοηδ Γεί&ίεεί ίο ίΗε 
ηοη-οοηίοπηΐίγ οί δυοΗ ρβτΐ \νΐίΗ ίΗε 5ρεεΐίίθ3ίΐοηδ ογ Αηηεχ 1 3ικ1/ογ ίΐδ 
ϊηοοηδϊδίεηογ \νϊΐ±ι ρτενΐουδίγ οεΓΐίΓιεοί άτπννίπβδ αικί άεδΐ§ηδ 3 ηά πΐ 3 γ 
ΐΗετεΕίίεΓ ρυτδυε ίΐιε πΐΗΐΐεΓ 35 3 (ϋδρυίε αικΙεΓ ίΐιε άΐδρυίεδ τεδοΐαΐΐοη 
ρΓΟοεάατε ρτονΐίΐεά ίοΓ ΐη ηπΐοΐεδ 38 3ΐκ1 39 Ηετείη. 

"Πιε άεεΐδίοηδ οί ίΗε ΙηάερεηεΙεηΐ ΕηβΐηεεΓ ννΗείΗετ ϊδδυείΐ ογ (Ιεεπιεί! ίο 5ε 
ΐδδαεά, ΛνίΠ 5β Ηύκϋηβ αηοΐ εχεουίΕΗΙε Ηγ ίΗε Ρατΐΐεδ, υηίεδδ 3Π(1 υηιΐΐ 
οΗ3η§6ά, ρυτδυΕηί ίο 3 τεεουτδε ίο ίΗε ϋίδραίεδ Κ,εδοΐυίΐοη ΡΓοοεάυτε. 

Ιη ίΗε οαδεδ ννΗετε ίΗε Οοηοεδδΐοηβίτε ΐδ Γεςυΐτείΐ ίο 3ρρ1γ ίοΓ ίΗε ΐδδυε οί 3 
Οεδί^η ΟιεοΗ ΟειΤίΓιοαίε, ίΗε Γείενεηί άε3(11ΐηεδ 5ίαίε<3 ΐη Ατίΐείε 4.5.3 5 Ηε 11 
Ερρίγ \νΐίΗ Γε§Επ1 ίο ίΗε οΗδεΓνηίΐοηδ ογ οΗ)εοίΐοηδ οί ίΗε δεπάοε, ίοΐΐοννΐηε 
ίΗε ΐδδυε οί δυοΗ ϋεδΐ^η ΟιεοΗ Οεπΐίΐοηίε. 

ΕΐίΗεΓ Ρητΐν ιτΐ3γ τείεΓ ίο ίΗε ΤεοΗηΐθ3ΐ Ραηεΐ ^πν «ΠδΗβτεειηεηί ονεί αην 
άεοϊδΐοπ οί ίΗε ΙηΗερεικΙεηί Εη§ΐηεετ, ννΗείΗεΓ ίδδυείΐ ογ άεετηείΐ ίο Ηε 
ίδδυείΐ ίη 3οεοπΐ3ηο6 \νΐΐΗ ίΗε ΟοηΐτΕοί, ννΐίΗΐη ηνεηίγ Γίνε (25) άεγδ οί 
τεοεΐρί οί δυοΗ άεοΐδΐοη, ΐη 3οεοπΐ3ηοε \νΐιΗ ίΗε Οΐδρυίεδ Κ,εδοΐυίΐοη 
ΡΓΟοεάυτε οί Ετίΐοίε 38 ΗεΓεΐη. 


4.5.7 


4.5.8 


4.5.9 


4.5.10 


ΝεΐίΗεΓ ίΗε δυΗπύδδΐοη ογ ίΗε ηοη δυΗιηΐδδΐοη οί οΗδεπΈΐΐοηδ ογ οΗ)εοίΐοηδ 
Ηγ ίΗε ΟτεεΗ δΐ3ΐε ΐη ΕΟΟΟΓίΐΕηοε ννΐίΗ ρ3Γ3£Γ3ρΗ 4.5.3 ΗεΓεΐη, πογ ίΗε 
τεοουτδε ογ ίΗε ηοη τεοουτδε ίο ίΗε ϋΐδρυίεδ Ρεδοΐυίΐοη ΡτοεεάυΓε ΐη 
3οοοΓ(ΐ3ηοε \νΐιΗ Ατίιοΐεδ 38 3Π(1 39 ΗεΓεοί, λνΐΐΐ τεΐΐενε ίΗε Οοηοεδδΐοηβΐτε 
&οπι ΐίδ οΗ1ΐ§3ίΐοηδ Εηά ΓεδροηδΐΗΐΙΐίΐεδ ΗεΓευηάετ. 

Νο Ηγ63οΗ Ηγ ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ οί ΐίδ οΗΙΐββίΐοηδ υηόεΓ ίΗε 
Ιηάερεηάεηί Εηβΐηεετ’δ ΑβτεεπιεηΙ ννΐΠ τεΐΐενε ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕίΓε ίτοΓη ΐίδ 
οΗ1ΐ§3ίίοηδ 3η(1 ΓεδροηδΐΗ[ϊΐίΪ 65 ΗετειιηίΙεΓ. 

Νο <3εΐ3γ οη ίΗε ρητί οί ίΗε Ιηάερεηίΐεηϊ Εηείηεετ ΐη ρεΓίοπηΐης ΐίδ 
οΗ1ΐ§3ίΐοπδ Γεδυ1ίίη§ ίτοπι ηηγ (Ιΐδρυίε Ηεηνεεη ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη^ΐπεετ 
3η<1 ιΗε ΟοηοεδδΐοηΕίτε ννΐΐΐ τεΐΐενε ίΗε €οηοεδδΐοη 3 ΪΓε ΐη 3 ηγ ννηγ ίτοπι ΐίδ 
ΓεδροηδΐΗΐΙΐίΐεδ 3η<1 οΗ1ΐ§3ίΐοηδ Πετευπάετ. 

ΤΗε Οτεείί 5ί3ίε ογ ίΗε Οοηοεδδΐοη3ΪΓε πιβν, ιί ίΗεγ άΐδοονετ ίΗηί ιΗε 
Ιηάερεηίΐεηί Εη§ΐηεεΓ ΐδ ΐη Ηγ63οΗ οί ΐίδ πίΕίεπΕί οΗΙΐρίΐοηδ, 3δ1< ίοτ ίΗε 
Ιεππΐη3ίΐοη οί ίΗε ΙηάερεηΗεηί Εηβΐηεετ’δ Αβτεεπιεηΐ 3ηί1 ίΗε ΙηΗερεηάεηί 
Εη§ΐηε6Γ δΗηΙΙ Ηε τερίβοεά ΐη 3θοοπΐ3ηο6 ννΐιΗ ίΗε ρτοοε^υτε οί 3Πΐο1ε 4.1.5 
ΗεΓεΐη. Ιί ΐδ οΐ3πΓιε(1 ιΗηί ίΗε υηίΐπιείγ οεΓΐΐΓιοΕίΐοη οί ίΗε άεδΐρΐδ 3η<3 
-Γ"ΐ3ΐδ, ΐη 3οοοπΐ3ηοε ννΐιΗ ίΗε ίεπηδ δεί ουί ΗεΓεΐη, οοηδίΐίυίεδ 3 Ητε 3 εΗ 
οίίΗε Μ3ίεπ3ΐ οΗΙΐβΕίΐοηδ οί ίΗε ΙηΗερεηάεηί Επεΐπεετ. 
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Αηγ Αδρυίε ΕεΓ-νεεη Αε ΟΓεεΙν 5ί3ίε βηά Αε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ννίΑ Γεδρεοϊ Ιο 
ΐΚείΓ πβΗΐ ίο ΐεπηΑαίε Αε Ιηάερεηάεηί ΕηβίηεεΓ’δ Α§τεεπιεηί, δΗαΙΙ 5ε 
Γείεπ-εά Ιο Αε Οίδρυίεδ ΙΙεδοΙυΐίοη ΡΓοεεΑίΓε, ΐη δοοοΓά&ηοε ν/ίΑ Ατίίοίε 
39 ΙιεΓεϊη. 

4.6 ΟβΓίβ^ϋοηδ οί Αε (ΙοηοεδδίοηΒίΓε ννίΑ γ££3Γ(1 Ιο Αε Οοηδίηιείϊοη 

ΤΗε (ΖοηοεδδΐοηαΐΓε δΗ3ΐ1 εηδυΓε Α3ί Αε (ΤοηδΐηιοίΟΓ δΗοΙΙ εχεευίε Αε Μ3Ϊη 
ν/οιΊίδ 3 δ ίΐείΐηείΐ ίη Αηηεχ I ϊη βοοοπίαηοε ννίΑ Αε Ιεπηδ οί Αε 
(ϋοηδίτυείίοη (Γοηίταοί. ΙηΑεΕίίνεΙγ, Ηε δΗαΙΙ: 

■ οοΓητηεηοε Αε Μ 3 Α λνοΓΕδ, ίοΙ1οννΑ§ Αε ίδδαε οί Αε Οειτίίϊθ3ίε οί 
Αε ηεεεδδΕτγ ρ 3 Π οί Αε ϋείΑΙεά Ρίηαΐ Οεδί^η, 

■ αηάεΓίίΑε Αε Μ ηδΐί 3Π(1 τεδροηδΑΐΠίγ ίοΓ Αε 03τε, &ικ! ρΓΟίεείίοη οί 
Αε \νοΛδ ιιικΙεΓ οοηδίηιοίίοη, 

■ αικΙεΠΕ^ε Αε πδΐίδ 3δδοοί3ίεά \νίΑ δοΐΐ οοηΑίίοηδ, αικΙεΓ^τοαικ! 
\ν 3 ΐεΓδ, ατΐίίίοίοΐ οβδίηκΑοηδ, 1)3(1 ννε3ΑεΓ, ρΐοηί Εναίΐαΐηΐίίγ αη<ί πδ!« 
οί (Ιείεοίδ ίη Αε οοηδίηιοίίοη οί Αε Μοίη ν/οιίίδ Ιαε ίο ροοΓ (Ιεδϊαη, 
πΐ3ΐεπ3ΐδ ογ \νοΓΕπΐ 3 ηδΑρ, ίη αοοοΓάοηοε ννίΑ Αε Ιεπηδ δεί ουί ΙιεΓεϊη. 

■ (Ιεδϊαη, οοηδίηιοί 3ηά οοηηρίείε Αε ρΓθ)εοί ίη οπΙογ ίο εηδίιτε ίίδ ρίορεΓ 
ορεΓαήοη, Α 3θοσπΐ3ηοε ννίΑ Αε ρηεδεηί (Γοηίτηοΐ (ίιΐ ίοΓ ρητροδε). 

4.7 5υί)00ηίΓ30ΐδ 

4.7.1 "Πιε ΟοηοεδδΐοηΒίΓε δΐιαίΐ ηοί Εε τεΐίενεά οί 3ηγ οί ίίδ οΕΙί§3ίίοηδ ΗεΓευηάε:, 
Εγ τεδδοη οί Αε ννοΑδ Εείη§ οηιτίεά ουί Εγ δυΕοοηΐταοΙΟΓδ οί Αε 
(ΙοηδίηιοίοΓ. ΤΙιε ίάεηίίίγ οί ιηηίη δυΕοοηίτΕοίΟΓδ 3ηά Αε δεορε οί Γείενοηΐ 
δυΕοοηίτ 3 θί δ1ΐ3ΐ1 Εε ηοϋίΓιεά ίο Αε ΟίεεΚ δίηίε νΐα Αε Ιηάερεηάεηϊ 
ΕηςίηεεΓ, ννίΑίη ίεη (10) Αιγδ ίτοιη Αε δΐ§η3Πιτε οί Αε δυΕοοηίΓ3θί. 

4.7.2 ΤΙιε (Ζοηοεδδίοη 3 ΪΓε δΕηΙΙ εηδυτε Α3ί Αε (ΖοηδίηιοίοΓ 3ηά Αε ηΕονε- 
ιηεηίΐοηε<1 δυΕοοηίταοίοΓδ δΚαΙΙ 3οεερί Αε άΪΓεοί ίηίεΓνεηίίοη οί Αε $εη/ίοε, 
ννΚεη δυείι ίηίεΓνεηίίοη ίδ ηεοεδδατν ίο ρΓενεηί ίπυηιηεηί ά<ιη§εΓ οί ΕοΕγ 
Αίυτγ. 

4.8 5υρει·νΐδΐοη οί Αε \νοτΑδ 

4.8.1 ΤΕε Ιικίερεηίΐεηί Εη^ίηεεΓ, ΕίΓενΙ ίη 300οηΐ3ηεε ννίΑ Αε ρΓΟοεάυτε Εείιηείΐ 
ίη &Γΐίο1ε 4.1.5., δ1ΐ3ΐ1 Εηνε Αε ΓεδροηδίΕίΙίίγ ίοΓ Αε ίοΐΐονν-υρ ζηά οΕεοΚιη§ 
οί Αε \νοίΕδ. 

ΤΕο Ιηάερεηάεηί Εη<πηεεΓ δΕαΙΙ εχεΓοίδε ίίδ πίΑίδ 3η<1 οΕΙί^ίίοηδ 3όεοπ1Α£ 
ίο Αε ρΓονΐδίοπδ οί Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΑεεΓ’δ Α^τεειηεηΙ 3η<1 Αίδ 
0οηίτ3θί. 
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"Πιο Οοηο<ϊ55ίοη3ίΓε δΐιβίΐ εη$ιυε Λαι Λε ΟοηδίηιοΐϋΓ οοπιρίίεδ ννίΛ Λε 

(Ιεοίδίοηδ οί Λε Ιηάερεηάεηί Εη^ίηεετ Γε$»3πϋηβ Λε εχεουίίοη οί Λε ρι^εοί 

3000Γάίη§ Ιο Λΐδ ΟοηίτΕΟί. 

4.8.2 ν/ϊίΚ τεδρεεί ίο Λε οοηδίηιοίίοη, Λε πβΐιΐδ ζηά οΕΙίβδίίοηε οί Λε 

Ιηάερεηάεηί Εη§Λεετ δΐιηΐΐ εοΓηρπδε ίηίετ 31Ϊ3 Λε ίο11οννΛ§ : 

■ Ϊ55υε 3ΐκ1 δίΛπιίί 3 πιοηΛΙγ τεροΠ οη Λε ρΓ 0 §τεδδ οίΛε \νοΓΐ<δ Ιο Λε 
Οοηοεδδίοηβϊτε 3Π(1 Λε δετνίοε, 

■ ίο!1ο\ν ιιρ Λε ρΓ0£Γε5δ οί' Λε \νοΛδ 3§3ΐηδί Λε Οοηδϋηαοίίοη Τόπε 
5(ΛεΛι1ε &ηά δίΛπιίί ΐίδ οβδεΓνΕϋίοηδ ννίΛ Γεδρεοί Ιο εΐείβγδ 3ΐκ1 
ρΓοροδβά Εοίίοηδ Ιο βε ϊη&εη Λ Λΐδ Γε§ 3 τά, 

8 εχρΓεδδ ΐίδ ορίηΐοη ννίΛ Γεδρεοί ίο Λε ηεοεδδίίγ, δοορε, πίΕΐιηεΓ 3ΐκ1 
δοΗεάυΙε οί εχεουίίοη οί Λε ΡεγεΙΙοΙ ν/οΗκδ. 

■ οΗεοΙί Λε ςυηΐίίγ οί Λε ν/θΓΐ<5 αηά Λε πΐ03δΐΐΓειηεηΐδ, ννΗετενεΓ 
τεςαΪΓεά, 

■ οΐιεοΐί 3τκ1 εχρΓεδδ ϊίδ ορίηίοη, ννίΛ Γε§3Γ(1 ίο &ΙΙ Λε ρΓοροδίηοηδ οί 
Λε ΟοηοεδδίοηηίΓε \νίΛ Γεδρεοί ίο ν3Π3ίίοηδ ογ ίο ίδδυεδ οί ΙϊαΒϊΙϊίν 
πί Λε $ί3ίε, ίτοηι ίεεΛηϊοβΙ 3η<1 εοοηοπιίο ροΛί οί νίενν, 

■ οΗεεΙς 3ηά εχρινοδ ΐίδ ν,ρίηίοη, \νιώ γο§ 3Τ(Ι Ιο αΐ! Λε ρτοροδίίιοηδ οί 
Λε ΟοηοεδδίοηηΪΓε ίοΓ έχίεηδΐοηδ οί ήπιε, 

■ οΐιεοΐί Λε ϊπιρ1εηιεηί3ΐίοη οί Λε ΐταίΓιο 3ΐτ3η2επιεηΐδ, 

15 εχρΓεδδ ίϊδ ορΐπΐοη ι ε^αΐπβ Λε οοπιρίίοηοε οί Λε ίηδυτηηοε ροΐϊείεδ 
ννίΛ Λε ίεπ~!δ οι Λΐδ Οοηίταοί, 

■ ίοΐΐονν-υρ 3Π(1 οΗεο1< Λ31 Λε ςυηΐϊίν 355ΐΐΓ3ηεε 3η<1 ςυΕίίίγ οοηΐτοί 
ρΓοεεάιιτεδ 3τε ϊη 3θοοπΐ3ηοε ννίΛ 150 9001 Γε§αΐ 3 ίίοη 3 ηά 3 τε 
ϊπιρίεπιεηίεά βν Λε ΟοηδίηιείΟΓ 50 Λαί 

3) Λε Μηίη ν/οτίίδ εχεουίε<1 βγ Λε ΟοηδϊηιοίοΓ πιεεί Λε 

5ρεοΐίϊθ3Γΐοηδ (ϊηο1αε3ίη§ Λε εηνίτοηπιοηΛΐ ρΓοίεοίίοη 
δρεεΐίϊο3ίίοηδ) 3η(1 Λε Ωείαΐΐεχΐ ΕΛαΙ Οεδί§η, 

6) Λε πΐ3ίεπ3ΐδ αηά Λε εςυίρπιεηί υδεά, οοπιρίν ννίΛ Λε 

5ρεεΐί1ο3ίϊοηδ 3Π(1 Λε ΟοπδίπιοίΟΓ ϊΕΐιοδ 3.11 ηεοεδ 53 ΐν Γηε3δΐΐΓεδ 
ίο τεπιεάγ 3ηγ ρΟη-οοπιρΙί3ηοε, 

® ίοΐΐονν-υρ Λε φΐηΐίίγ οοηίτοί (ίεδϊδ, 53ΐπρ1Λ§δ) 3ΐκ1 Λε ΐδδΐιε οί Λε 
ςαβίίίγ οοηίτοί οεΠιίίοβίεδ, βείοτε ρτοοεε(1Λ§ ίο Λε ί$ 5 υε οί Λε 
Οοηδίηιείΐοη Οιεοΐί ΟεΓίίίϊοΒίε, 

■ ίοΐΐονν-υρ 3η(1 οΙιεοΚ Λαί Λε ΗοεΙΛ 3ηά 5&Γείγ Ρΐ 3 η αικί ΐίδ 

ϊιχιρΙεπιεηίΕίΐοη, οοτηρίγ ννίΛ Λε τεΙενΕπί ρτονΐδίοηδ οί Λε 0οηίτ3οί 
αικί Λε Λνν, 

■ οεΓίίίγ Λε βοΐιίενεπιεηί οί Κεγ Ενεηίδ, Ε>γ ίδδυίηη Λε εοιτεδροηΛηε 
ΙηίεπηεΛΕίε ΟεΓΐϊΓιοΕίε, 

■ ίδδΐιε Λε \νοΓΐ<δ Οοπιρίείίοη ΟετήΓιοβίε ίη 3 εεοΓ(ΐ 3 ηοε ννίΛ Λε 

ρΓονίδίοηδ οί Ατΐίείε 12 ΙιεΓείη, 

■ ε1ιεο1( Λε ςιΐ3ΐίίγ 3δδΐΐΓ3ηοε ατκΐ ςυηΐίίγ οοηίτοί πΐ 3 ηα 3 ΐδ, 

'· οΛεοΙί Λε ίπιρ1επιεηΐ3ΐίοη οί Λε εηνίτοηπιεηί 3 ΐ ίεττηδ. 
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■ εΗεεΗ ίΗε δαΐίΕΗΐΙΐίγ Εηά ΕάεςιίΕεγ οί ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε’δ 
Ι&βοΓ&ίοήεδ, Εοεοτάΐη§ ίο ΙδΟ 9001 Εηά δϋηίΐατ ρτοεεάυτεδ, 

■ εΗεεΠ αη<1 Ερρτονε ίΗε δΐιΐΐΕΗΐΙΐΐγ Εηά ΕάεηιίΕεγ οί ίΗε εχίετηΕΐ 
Ια&ΟΓΒίοπεδ ιΗεΙ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε δΗβΙΙ εΗοοδε ίο ΟΕπγ οιιί 
δρεεΪΕΐΐδεά Ιεδίδ, 

■ εΗεεΙί Εηά Ερρτονε ίΗε εοιηρίΐ&ηεε οί ίΗε ΟρετΕίΐοη, Μαίηίεη&ηεε Εηά 
δΕίείγ Μ&ηιιαίδ ννΐίΗ ίΗε ρΓονϊδΐοηδ οί ΐ±ιε ατΐίεΐεδ οί ρΓεδεηί ΟοηίτΕοί, 

■ εΗεοΗ ίΗε εοιηρΙΐΕηοε \νΐίΗ ίΗε αοεερί&ηεε ετΐίεπΕ ίοΓ ίΗε Μεϊπ ^ο^δ, 
ΐη ΕεεοΓάαηεε \νΐίΗ ίΗε ΕοεερίΕηεε ρτοεεάιιτε, 

■ Γενΐε\ν, τεροΓΐ Εηά εοπυηεηί οη ίΗε δίΕίιΐδ οί ίΐιε δϊίεδ ΕοςίΗδίίίοη Εηά 
άεΐΐνετγ, Ρεπηΐΐδ, εηνΐτοηιηεηίΕΐ εοηδεηίδ Εηά δίυάΐεδ, ΐΓΕίίίο 
άΐνετδΐοη ΕΓΓΕη§ειηεηίδ, ΡεγεΙΙοΙ ΨοτΗδ Εηά Εηγ οίΗετ ενεηίδ, ογ 
εΪΓΟιιιηδΙαηοεδ ννΗϊεΚ ηιαγ άεΐΕγ ίΗε εοπυηεηεεπιεηΐ οί ίΗε 
οοηδίηιείΐοη ογ ίΗε ρτο§τεδδ οί ίΗε Μεϊπ Ψοτίΐδ, ΐη ΕεεοτάΕηεε \νΐίΗ 
ίΗε Οοηδίηιείΐοη Τΐηιε δεΗεάαΙε, 

■ Εάνΐδε οί Εείΐοη τεςιιΐτεά ίο ηνοΐά ογ τεάιιεε άεΐΕγδ. 

4.8.3 ΤΗε δεΓνΐεε ξΙιεΙΙ Ηε εηίΐίίβεί άυτΐη§ ίΗε Οοηδίηιείΐοη Ρετΐοά : 

■ ίο τεεεΐνε εορΐεδ οί ίΗε Οοηδίηιείΐοη Τΐτηε δεΗεάιιΙε Εηά τενΐδεά 
νεΓδΐοηδ ίΗετεοί; 

■ ίο Ηε ΐηίοπηεά Ηγ ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ νΐΕ ιηοηίΗΙγ ρτο^τεδδ 
Γεροιΐδ, οί ίΗε ρτο§τεδδ οί ίΗε ΨοτΗδ, Εάΐιετεηεε ίο ίΐιε Ρτο§ΓΕπιπιε οί 
ν/οΓίίδ, ίΗε φΐΕΐΐίγ εοηίτοί τεδίιΐίδ Εηά ε! 1 ΕΗονε εΗεε!«η§δ; 

■ ίο Ηε άιιΐγ ΐηίοπηειΐ οί αηγ άΐδεονετγ οί Εηίΐςιιΐίΐεδ, 

■ ίο τεεεΐνε ίτοιη ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη^ΐπεετ ε 11 εοττεδροηάεηεε Ηείννεεη 
ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ Εηά ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε οτ/Εηά Ηείχνεεη ίΗε 
Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ Εηά ίΗε Οοηδίηιείοτ, 

■ ίο ΗΕνε Εοεεδδ ίο ίΗε δΐίε ίοτ ίΗε ρητροδε οί ίο11ο\νΐη§-ηρ ίΗε ρτο§τεδδ 
Εηά ίΗε φΐΕΐΐίγ οί ίΗε \νοτΗδ Εηά Είίετ τεεεΐνΐη§ ηοίΐίϊοΕίΐοη οη Ιϋηε 
ίτοιη ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ, Είίεηά ίΗε εχεευίΐοη οί ΗηροΓίΕηί 
ρΗηδεδ οί ίΗε ^ΥοτΗδ; 

■ ίο Είίεηά ίΗε πιεείΐη§δ τεΐΕίεά ίο ίΗε ρτο§τεδδ οί ίΗε \νοτ!ίδ, Ηείά 
Ηεί\νεεη ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε, ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ Εηά ίΗε 
Οοηδίηιοίοτ; 

■ ίο ΐηίετνεηε άΐτεοίΐγ ΐη ίΗε ν/οτΗδ ΟΕπΐεά οιιί Ηγ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε οτ 
ίΗε Οοηδίηιείοτ οτ ίΗε δΐιΗοοηίτΕοίοτδ, ΐη ίΗε ενεηί οί ΐπιιηΐηεηί άΕη§ετ 
οίΗοάγ ΐη]υτγ; 

■ ίο τεεεΐνε &οπι ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ εορΐεδ οί ίΗε ΙηίειτηεάΐΕίε 
ΟετίΐίΐοΕίεδ, 

■ ίο Ηε ΐηνΐίεά Εηά Είίεηά ίΗε ΐηίεπηεάΐΕίε Εηά ΓιπεΙ ΐηδρεείΐοη οί ίΗε 
ν/οτΗδ, 1εΕάΐη§ ίο ίΗε ΐδδΐιε οί ίΗε ν/οτΚδ Οοπτρίείΐοη ΟετίΐίίοΕίε, 

■ ίο τεεεΐνε ίτοιη ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ, ννΐίΗΐη ίΗτεε (3) ηιοηΐΗδ 
ίτοπι ΙΗε ΐδδαε οί ίΗε λΥοτΗδ ΟοπιρΙείΐοη ΟετίΐίιεΕίε, ίΗε Εδ-Ηυΐΐΐ 
άτΕ\νΐη§δ οί ίΗε ρΕτίδ οί ίΗε ρτο]εεί, 

■ ίο τεεεΐνε &ογπ ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεετ ίΗε ΜΕΪηίεηΕηεε, ΟρετΕίΐοη 
Εηά δηίείγ ΜΕηιίΕΐδ, εΗεεΙιεά Ηγ ίΗε Ηιάερεηάεηί Εη§ΐηεετ, 
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■ ίο Πάνε 3.οοε5£ι ίο αΐΐ ίΗε Οοεηιηεηίδ ρπχΐυεείΐ Ηγ ίΗε ΟοηδίτυείΟΓ ογ 
ίΗε Α(ίιτιίηΪ 5 ΐΤ 3 ΐθΓ ογ οη ίΗεΐτ ΗεΗαΙΓ, Γογ ίΗε Ρίο^εεί 3 ηά ίο ίΗε 
ΐηνεδίΪ£3ίΐοηδ αηά 1αΗθΓ3ίθΓγ ίεδίδ τεοοπίδ 

4.8.4 ΟΙοηδίΓηοίίοη ΟιεεΗ ΟεΓίίΠοΒίε 

ΤΗε Ηκίερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ δΗαΙΙ ΐδδΐιε 3 Οοηδίταείΐοη (ΓΗεεΠ ΕειτΐΓΐεαίε Γογ 
ίΗε δηΗδΙαηίΐΕΐ εοιηρΙΐΕηοε οί εαεΗ δεείΐοη οΓ (Γιε Μαΐη \νοίΗδ, ίο ίΗε 
5ρεεΐΓιεαΐίοηδ. 

5υΗδί3ηίΪ3ΐ οοπιρίΐ&ηεε ίο ίΗε δρεείΓιεαίίοηδ, ηπ€3Π5 ίΗε εοπιρίΐαηεε οί ίΗε 
\νοί1<5 οί εοεΗ ροτί οΓ ίΗε ρπ^εεί ν/ΐίΗ ίΗε ρΓονϊδίοηδ οί ίΗε (Γοηίταεί, 
Γε§3πϋη§ δίηιεϋηταί δίαΗΐΙΐίγ, Γογ (Ιΐνΐΐ Εη§ΐηεεπη§ νν'οίΗδ 3ΐκ1 ίΗε ΙαεΗ οΓ 
3ρρ3τεηί (ΙεΓεεί οί ίΗε εοηδίηιείΐοη Γογ ίΗε Γεηιαΐηΐηβ ν/ΟΓΠδ. 

5 ϊιηιι1ΐ3ηεου5ΐν, ίΗε Ιηάερεηθεηί Εη§ΐηεεί δΗαΙΙ ΐδδηε ίΗε Ιΐδί οΓ αΐΐ ηοη- 
εοπιρίϊαηεοδ αηΗ άεΓεείδ οΓ ίΗε ν/οίΗδ οΓ δηεΗ δεείΐοη, ΐη τεδρεεί οΓ ίΗε 
Γεςυΐτειηεηίδ οΓ ίΗε (ΖοηίΓΕΟί. 

4.8.5 ν/ΗεΓε ίΗε δείνΐεε εοηδΐάείδ ίΤιαί ίΗε ΟοηδίηιείοΓ ίδ εοηδίτυείΐηο ογ 
εχεευίΐη§ ογ ρΓεραπη§ ίο εοηδίτυεί ογ ίο εχεευίε αηγ ρατΐ οΓ ίΗε Μαίη 
ννοΓΗδ ΐη 3 \ν3γ ίΗαΐ άοεδ ηοί εοιηρίν χνΐίΗ ίΗε δρεεΐΓιεαίΐοηδ ογ ίΗε Οείαΐ1ο<3 
Εΐηαΐ Οεδϊ§η, ΐί δΗ&11 ηοίΐίγ ίΗε Ηκίερεηάεηί Εη§ίηεεί 3ηά ίΗε 
ΕοηεεδδΐοηαΪΓε ΐη λντΐίΐη§, δίαίΐη@ ίΗε §χουηάδ Γογ ΐίδ ορΐηΐοη. ΤΗε δαΐά 
ηοίιΓιεαίίοη 5Η3ΙΙ Ηε <1εΙΐνοΓβ<1 ννΐίΚιη ίεη (10) άανδ &ογπ ίΗε άαν αροη χνΗΐεΗ 
ίΗε 53Ϊ(1 ηοη-εοιηρίίαηεε ογ άενΐδίΐοη, Ηαδ Ηεεη οΗδειτεά Ην ίΗε δεη,Ίοε. 

4.8.6 ΤΗε Ιηάερεηάεηί ΕηείηεεΓ δΗαΙΙ Ηανε 3 άεαάΐιηε οΓ ίεη (10) άαγδ Γτοπι ίΗε 
άαίε οΓ τεοεΐρί Γτοιη ίΗε δεηάεε οΓ δηεΗ ηοίΐεε τεΓεττεά ίο ΐη ατίΐείε 4.8.5, ίο 
άεεΐάε ΐη \νπίϊη§ ν/ΗείΗεΓ ίο 3 εεερί ογ ίο τε)εεί ίΗε ο^εείΐοη ΐη ςυεδίιοη αηά 
ίο ηοίΐΓγ ίΗε δείνΐεε, ίΗε ΟοηεεδδΐοηΗίΓε αηά ίΗε (ΤοηδίηιεϊΟΓ ΐη ίΗαί τεδρεεί. 
Ιίδ (Ιεεΐδΐοη δΗαΙΙ Ηε Ηΐηάΐη§, 3ηά εχεεηΙαΗΙε Ηγ ίΗε Ρατίΐεδ, ιιηίεδδ αηά ηηίΐΐ 
ΐί ίδ εΗαη§εά ΓαιΐΗεΓ ίο τεΓεΓεηοε ίο ίΗε Οΐδρηίεδ Κ,εδοΐυΐΐοπ Ρίοοεάκτε οΓ 
Αιτΐοΐεδ 38 αηά 39. 

4.8.7 ΕΐίΗεΓ Ρατΐν ΐδ εηίΐίΐεά \νΐΐΗϊη ίχνεηίγ-Γινε (25) άηγδ 6 όγπ ίΗε τεοεΐρί οΓ δ3ΐά 
(Ιεεΐδΐοη οΓ ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεί, ίο τεΓεΓ ίΗε ηααίΐεΓ ίο ίΗε Οΐδρηίεδ 
Ρεδοίηΐΐοη Ρίοεεάηίε οΓ Ατίΐεΐεδ 38 αηά 39 ΗείεοΓ. 

4.8.8 ΝεΐιΗεΓ ίΗε δηΗηιίδδΐοη οΓ ο^εείΐοηδ Ηγ ίΗε ΟίεεΗ δίαίε ΐη αεοοπίαηεε ννΐιΗ 
ρατ3§Γ3ρΗ 4.8.5, ΗεΓεΐη, πογ πηγ τεΓεΓεηεε ογ ηοί ίο ίΗε Οΐδρηίεδ Κ,εδοίηίΐοη 
ΡΓοεεάιιτε οΓ Ατίΐεΐεδ 38 αηά 39 ΗείεοΓ, ννΐΐΐ τεΐΐενε ίΗε Οοηεεδδΐοηαΐίε ΐη 
αηγ ^ναγ οΓ ΐίδ οΗ1ΐ§Είΐοηδ ΗεΓεηηίΙεΓ, ογ άΐτηΐηΐδΗ ΐίδ ΓεδροηδΐΗΐΙΐίΐεδ ηηάεί 
ίΗΐδ ΟοηίΓΗΟί. 
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4.8.9 Νο 6 Γεηο 6 6 γ Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεί οί Ηίδ ο61ί§3ίΐοηδ αηάεΓ Αε 
Ιηάερεηάεηί Επ^ΐηεεΓ’δ Α^τεεπιεηΓ, \νϊ11 τεϋενε Αε €οηοεδδίοη 3 ΪΓε οί ίΐ 5 
ο61ΐ§3ίΐοηδ Ιοννατάδ Αε Οίεείί $ί3ΐε 3Πδΐη§ ΗεΓεαηάεΓ. 

4.8.10 Νο άεΑγ οη Αε ρβτϋ οί Αε Ιηάερεηάεηί ΕηβΐηεεΓ Γεδίιΐίΐηβ &οπι 3 ηγ άΐδριιίε 
6εί\νεεη Αε Ιηάερεηάεηί ΕηοΐηεεΓ 3 ηά Αε (ΓοηοεδδΐοηΕΐτε οοηοεπώΐβ Αε 
ρεΓίοππΣΐηοε οί Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ’5 ο61ΐβ3ίΐοηδ, ννΐΐΐ τεΐΐενε Αε 
ΟοηοεδδΐοηαΪΓε ΐη 3ηγ \ν3γ οί ΐίδ ο61ΐ§3ίΐοηδ ίο\ν3τάδ Αε $ί 3 ϊε 3 π$ίη§ 
ΚείευηάεΓ. 

4.9 ΟβηεΓ3ΐ 

4.9.1 Τ 6 ε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ 3ηά Αε 5ΐ3ίε 3τε ηοί εηίΐίΐεά ίο ΐηίειΐεΓε ϊη 3ηγ 
πιαηηεΓ ΐη Αε ηοίΐνΐίΐεδ οί Αε ΟοηοεδδΐοηηίΓε, Αε (ΤοηδίηιείοΓ ογ Αε 
ΑώηΐηΐδΑ3ίθΓ ιιηίεδδ 3ηά Ιο Αε εχίεηϋ ΐί ΐδ ρίονΐάεΐ! ΗείεΑ 3ηά 563ΙΙ 31 311 
ίΐιηεδ 3εί Γε3δοη361γ 3ηά Γεδίτΐοί ο^εοίίοηδ 3ηά τείεΓεηοεδ ίο Αε Οΐδρυίεδ 
Κ,εδοΐυίΐοη ΡΓοεεάυτε, ίο Αε ροδδΐ61ε πήηΐπιιηη. 

4.9.2 ΝείΑεί Ρατίγ δ1ΐ3ΐ1 6ε εηΐΐίΐεά ίο ρπΑΑΐί ογ Ηΐηάεί Αε άοΙΐνεΓγ ίο Αε οΑεί 
Ρ3τΐ>' οί 3ηγ τεροΓί, ΐηίοπη3ίΐοη ογ 0εΓΐίίΐ03ίε, ρΓονΐάεά 6γ Αε Ιηάερεηάεηί 
Εη§ΐηεεΓ. 

Τ6ε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεί δΐΐ3ΐ1 τεροΓί ίο Αε Ρ3Γίΐεδ 3ηά δΐιαίΐ Αδοΐοδε ογ 
ίΓ3ηδΐτιΐί οορΐεδ ίο Αετη, 3δ Αε 03δε ηΐ3γ 6ε, οί 311 ίηίοπτΐ 3 ΐΐοη ρΓονΐάεά ίο 
6πη 6γ Αε Ρ3τΐϊεδ 3ηά 6ε δ1ΐ3ΐΙ τεροπ ίο Αεηι 3ηγ ροδδΑΙε ηοη εοπιρΙΐΕηοε 
οί Αε ΟοηδίτυοΐοΓ ογ Αε ΑάπήηίδίΓΕΐοΓ ννίΑ τεδρεοί ίο Αε ο61ΐ§3ίΐοηδ 
άεηνΐη§ &οπι Αεπ - εοηίτΕοίδ. 

Τ 6 ε Οίεείί δίΕίε ηηά Αε Οοηοεδδίοπ 3 ΪΓε δΗβΙΙ ηοί άεΑγ Αε ρείίοπηΕηεε οί 
Αε (Ιιιίϊεδ οί Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ Εηά 56ε11, \νΐΑίη 3 ΓεΕδοη 36 Ιε Αηε, 
ρπηάάε ίο Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ, ίτεε οί οοδί, 311 ΐηίοπηηίΐοη ΐη Αείί 
ροδδεδδΐοη ΐη τεΐηίΐοη ίο Αε Ρίθ]εοΙ, ννΗΐοΗ πΐ3γ Γε3δοηΕ61γ 6ε Γεςυΐτεά ίοΓ 
Αε εχεοιιίΐοη οί άηίΐεδ 3ηά ο61ΐ§3ίΐοηδ οί Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ϊηεεΓ. 

4.9.3 Αηγ ο6]εοίΐοηδ, ο6δεΓν3ίΐοηδ, εοπιηιεηΐδ 6γ Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ, Αε 
5ί3ίε, ογ Αε (ΖοηεεδδΐοηΕΪΓε οη 3ηγ άοειηηεηΐ ρΓονΐάεά 6γ Αε 
Οοηοεδδΐοη3ΪΓε, Αε δίΕίε ογ Αε Ιηάερεηάεηί Εη§ΐηεεΓ ριΐΓ5υ3ηί ίο 3ηγ 
ρΓονΐδΐοη οί Αΐδ ΟοηίτΕοί, δΚβΙΙ 6ε δυ6δΐ3ηΐΪ3ίεά ΕάεφίΕίεΙγ 3ηά ΐη άείηΐΐ δο 
&δ ίί ΐδ ροδδΐ61ε ίο ιιηάείδΐΗηά Αε §τοιιηά$ οη νν6ΐε6 Αε ο6]εείΐοηδ, 
οοπιτηεηΐδ 3ηά / ογ ο6δεΓν3ίΐοηδ 3τε 63δεά. 

4.9.4 Τ6ε ΟοηεεδδΐοηηΐΓε δΗηΙΙ ΐηοΐιιάε ΐη Αε Ιηάερεηάεηί Εη§Αεετ Α^τεεπιεπί, 3 
ρΓονΐδΐοη 3εοοΓάΑ§ ίο νΑΐεΚ, Αε ΙβίίεΓ δΗΕΐΙ 63νε Αε ο61ΐ§Βίΐοη ίο ηοίΐίγ 
εΙΙ άοουπιεηΐδ ΓείΕίεά ίο Αε Ρίοίεοί ίο Αε Οίεείί δίΕίε. 

5. ΚΙΟΗΤ5 ΟΝ Κ£ΑΕ Ε5ΤΑΤΕ 
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5.1 ΤΗε Οτεείί δίΕίε ΗετεΗγ §τΕηίδ (ο ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε άυηη§ ιΗε ννΗοΙε 
άυτΕίΐοη οί ίΗε Οοηεεδδΐοη Ρεπο<1, ίΗε τΐ§Ηί οί εχείυδΐνε υδε εηοΐ ροδδεδδΐοη 
οί ίΗε ΙοίΕΐΐΐγ οί δυτίΕοε Εηά αικΙεΓ^τουπά δρΕοεδ \νΐίΗ ΕάεςιίΕίε Εεεεδδ 
ίΗετείο, ν/ΗϊεΙι 3τε ηεεεδδ?.Γγ Γογ ίΗε εοηδίηιοίΐοη οί ιΗε \νοΓΐί 5 Εηά ιΗε 
Ορετεήοη αη(1 ΜΕΪηίεηΕηεε οί ιΗε Μείτο, ΐη ΕεεοτάΕηεε ννΐιΗ ίΗε ρτονΐδΐοηδ 
Ηετεϊη, εΙ ηο εΗΕτ§ε ίο ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε. Ροτ ίΗε υδε Εηά ροδδεδδΐοη οί ίΗε 
ΕΗονε δρΕοεδ, ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε 5 Ηε 11 ηοί ρΕγ Εηγ Τεχ. ΤΗε Οτεείί 5ίΕίε 
οτκ1εΓίΕΐ<ε$ ίΗε οΗ1ΐ§Εΐΐοη, (1ιιπη§ ίΗε ν/ΗοΙε άυχΗΐΐοη οί ίΗε Οοηεεδδΐοη 
Ρεποά, ηοί ίο §τΕηί Εηγ Ηατίΐεη ογ Εηγ τεαΐ ογ ρετδοηαΐ δετνΐίυίΐε, ογ οΐΗετ 
τΐ&Ηίδ οί Εηγ ηΕίιιτε οη ίΗε Μείτο εικΙ ίΗε δΐίε οτ Εηγ ρΕτί ίΗετεοί, ννΗΐεΗ 
ΕίΤεεί οτ ΙΪΓηΐί οτ ΐηίτΐηβε ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪιε’δ π§Ηίδ οη ιΗε Μείτο οτ ίΗε 
δΐίε οτ Εηγ οί ΐίδ 1ε§Εΐ ίηίετέδίδ ονετ ίΗειη, αηίεδδ οίΗεηνΐδε ρτονϊάεά 
Ηετεϊη. 

Ιη ΟΕδε ίΗε δίΕίε ίΕΪΙδ ίο εοιηρίγ \νϊί!ι ίΗε οΗ1ΐ§Είΐοηδ οί ΐΗίδ Ετίΐείε, ίΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε δΗηΙΙ Ηε εηΐΐίΐείΐ ίο ίΗε Ροδΐίΐνε ΟΕπίΕβεδ Επά ίο ίΗε 
οοΓτεδροη<ϋη§ εχίεηδΐοη οί ίΗε εοηδίηιοίΐοη ρετϊοά ίο ίΗε εχίεηι ιΗει δυοΗ 
ηοη-οοτηρ1ΪΕηοε Ητΐη§δ άεΐΕγ, ννΗΐεΗ ΕίΤεοίδ αάνεΓδεΙγ ίΗε οπιϊοεΙ ρπίΗ οί ίΗε 
ΡΕΚΤ <1ΪΕ§τ3ΐη. Μοτεονετ, ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε 5 Ηε 11 Ηε εηϊΐί1ε<1 ίο ίΗε 
οοιτεδροη<ϋη£ εχίεηδΐοη οί ίΗε Οοηεεδδΐοη Ρεποά. 

5.2 ΕχρτορηΕίΐοηδ 

5.2.1 ΤΗε Οτεείί δίΕίε ΐδ τεδροηδίΗΙε ίοτ ίΗε 0 Εΐτγΐη§ ουί οί ίΗε εχρτορπΕίΐοηδ 
λνΗΐοΗ Ετε ηεε(1ε(1 ίοτ ίΗε οοιηρίεϊΐοη οί ίΗε Ρπ^εοί, ΐη ΕοοοπίΕηοε \νΐιΗ ρΙπη 
Νο 1 οί Αηηεχ 10, \νΗΐοΗ δΗοννδ ίΗε οοουρΕίΐοη ΕτεΕδ οί ίΗε Μείτο Εδ 
(Ιείιηεά ΐη Αηηεχ 1. Ρο11θλνΐη§ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ’ δ τεςυεδί ΐη ΕοοοπίΕηοε 
ν/ΐιΗ Ετίΐεΐεδ 5.2.5 επϊΙ 5.2.6 Ηετεϊη, ίΗε δίΕίε 5 Ηε 11 ρτοεεείΐ ίο ε! 1 ηεεεδδΕτν 
ρτοοεάυτεδ ΐη ίΗΐδ τεδρεεί. 

Ιί ΐδ είΕτΐΓιεά, ίΗηί Ε<Μίΐοηα1 εχρτορπΕίΐοηδ \νΗΐοΗ ατε ηεεάείΐ ίοτ ίΗε Μεϊπ 
\νοτ1<δ, χνΐΐΐ Ηε ΟΕττΐείΙ ουί οηΐγ ΐί ηεεεδδΕίγ, Η3νΐη§ (Ιυε τεβΕτά ίο ίΗε 
εη§ΐηεεπη§ δοΐαίΐοηδ άεδοπΗεί! ΐη Αηηεχ 1 Εηά ιΗει ίΗε δετνΐεε τεδετνεδ ίΗε 
π&Ηί ηοί ίο Ερρτονε ίΗε ρτοοεε<3ΐη@ οί δυεΗ επ εχρτορπΕίΐοη, \νΗΐεΗ ΐδ ηοί 
τεΕδοηΕΗΙγ ηεεεδδΕτγ. 

5.2.2 ΤΗε ρτορετίΐεδ ννΗΐεΗ Ετε ηεοεδδΕίγ ίοτ ίΗε 0 Επγΐη§ ουί οί εΙΙ ίΗε ννοτΗδ οί 
ίΗε ρτεδεηί ΟοηίτΕοί, ννΗΐοΗ Ετε οδίεηδΐΗΙγ ννοτίίδ οί ρυΗΙΐε οτ εοπττηοη 
υίΐΐΐίγ, δΗαΙΙ Ηε εχρτορπΕίείΙ ΐη ίΕνουτ Εηά ει ίΗε εχρεηδε οί ίΗε Οτεείί δίΕίε, 
ίο11ο\νΐη§ ίΗε οοηηηοη άεεΐδΐοη οί (Ηε Μΐηΐδίετ οί ΡΐηΕηεε επ<1 ίΗε Μίηΐδίετ 
οί ΕηνΐτοηιηεηΙ, ΡΗγδΐοΕί ΡΐΕηηΐηε εη(1 ΡυΗΙΐε ν/οτΗδ, ρυΗΗδΗεά ΐη ίΗε 
ΟίίιεΐΕΐ Οονετητηεηί ΟΕζεϊίε. Αδ ίοτ ίΗε τεδί, Εηά δυΗ]εεί ίο ίΗε δρεεΐίιε 
ρτονΐδΐοηδ πίΕάε Ηετεϊη, ίΗε ρτονΐδΐοηδ οί ίΗε Ιε§ΐδΐΕίΐνε άεετεε 797/1971 Εδ 
ΐη ίοτεε, δΗ&11 Ηε ΕρρΙΐοΕΗΙε ίοτ ίΗε ΕΗονε ιηεηίΐοηείΐ εχρτορπΕίΐοηδ. ΤΗε 
ρτονΐδΐοηδ οί ρΕΓΕ§τΕρΗ 2, Ετίΐείε 1 οί ΙεβΐδίΕϊΐνε άεετεε 797/1971 Εηά Εηγ 
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οίΗετ ρτονίδίοη οΓ ίΗε ΐ3\ν Γεβ3Γ(ϋη§ εχρΓορπ3ίίοηδ ννίΐΗ Γε§3Γ(1 ίο ίοννη 
ρΐ3ηηίηβ 3ρρ1ίθ3ίίοη ν/ΐΐΐ ηοί 5ε 3ρρ1ίθ351ε Γογ ίΗεδε εχρΓορηηΐίοηδ. 

5.2.3 Ρο11ο\νϊη§ ίΗε ρπ51ίθ3ίίοη ΐη ίΗε Οίϊϊεί&Ι Οονεπυηεηί Οαζείΐε οΓ ίΗε 
αηηουηοβηιβηΐ ο/Ήρ βχρΓορηαΐίοηχ' εοηψίειιοη, ίΗε ΟοηοεδδίοηηΪΓε ογ ί5ε 
ΟτεεΗ 5ΐ3ίε, οαη αδίς Γογ ίΗε Η3η<ϋηβ ονεΓ οΓ ίΗε εχρΓορπ3ίε(1 ρτορεπγ (ίεδ), 
ννΐίΐι ιΗε ρΓοεεάυτε οί ητίίοίε 733 3ηά ρ3Γ3£Γ3ρΗδ 1.2 3ηά 5 οΓ Ετΐϊοίε 734 οί 
ίΗε Οοάε οΓ Οίνίΐ ΡΓοοεάϋτε, ογ \νίίΗ ιΗε δρεοίβΐ ρτονίδίοηδ οί 1ε§Ϊ5ΐ3ίίνε 
ϋεοτεε 797/1971. Ιη ίΗίδ ε&$ε, ίΗε ρτονίδίοηδ οί ρ3Γ3§τ3ρΗδ 3 3η<1 4 οΓ ίΗε 
&5ονε 3Πΐο1ε 734, 3τε ηοί &ρρ1ίεα51ε. 

ΤΗε 5οηη§ οί υη<3εΓ£τοιιη(1 ίυηηεΐδ δΗηΙΙ 5ε αΐΐοννεά Γογ ίΗε ρυτροδε οί 
εχεοιιϊίη§ ίΗε \νοτ1(δ, 5γ ιΐδίηβ 3ρρΓορπ3ίε ίεοΗηίοη! πιεΐΗοάδ Ιο ί5ε άερίΗ 
ΐιτιροδεά 5γ ί5ε Γεο5ηϊθ3ΐ ΓεςιιίΓειηεηΙδ, \νίίΗουί ίΗε ΟοηοεδδίοηηΪΓε Ηείηβ 
οοΓητηϊΓΐεεΙ ίο εοηιρεηδ3ίε ί5ε ο\νηετδ οί ί5ε 5αΓΓ3οε ρτορεπίεδ, ρΓονίάεά 
ί53ί ί5ε εαττεπί αδε οΓ δΐι5)εοί ρΓορεΓΐϊεδ ίδ ηοί 3ΓΓεοίε(1 5γ δΐιοΗ 5οπη§. Τ5ε 
5ί3ίε §ιΐ3Γ3ηΐεεδ, 1±ΐ3ΐ 15ε οννηετδ ογ ροδδεδδΟΓδ 3ηά οοοιιρηηΐδ οΓ ί5ε 
ρΓορεΓΐϊεδ 3Π(1 3ηγ ΐΗίπ! ρ3τίγ ν/ΗίοΗ 5εηεΓιίδ Γγοπι ί5ειη, 3τε ο51ί§ε<1 ίο 
ρεπτύί 3Π(1 ίο \νίΐ±ΐ5ίαηά ίΗε 5οπη§ οί ίΗε 35ονε αηάεηρ-οιιηίΐ ϊυηηεΐδ 3 ηά οί 
3ηγ ννοτΗ ογ ηηηογαηοε, ηεεεδδ3ΐγ Γογ ίΗείτ οοηδίηιοίΐοη, ιίδε, Γερηίτ 3 ηά 
πΐ3ίηίεη3ηοε 3Π(1 ί5ε 5ί3ίε υη<3εΓί3Ηε5 (Ηε Γεδροηδϊ5ί1ϊίγ οΓ ι5ε οΗοϊοε οΓ ί5ε 
3ΐί§ητηεηΙ. 

Τ5ε ΟοηοεδδίοηηίΓε δΗηΙΙ άτηνν υρ δίπιρίε 03(ΐ35ίΓ3ΐ (1Ϊ3§Γ3ΐηδ 3Π(1 τεδρεοίίνε 
03(ΐ3δΐΓ3ΐ Ι351εδ (ν/ίιΗ, 35 γπιιοΗ 35 ροδδί51ε, 3οειΐΓ3ίε τεοοπίίηβ οΓ ίΗε 
οννηετδ ΐηΓοπη3ίϊοη 3ί ίΗε Ηπιε οΓ ίΗε άτ3\νίη§ υρ), 3ΐοη§ ιΗε 3 ΐΐ£ηιηεηΐ οΓ 
ίΗε Μείτο Ιίηεδ, ϊη ίΗε 1οο3ίίοη5 οΓ δΐίεδ, οίΗετ 3ΐιχϊ1ί3τγ ΐη 5 ί 3 ΐΐ 3 ίΐοη 5 , 
εχο3ν3ίϊοη ιη3ίεπ3ΐ5 άιιπιρίη§ 1οε3ίϊοη5, 3τε3δ οΓ Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοτ1<5 3η<1 ίη 
§εηεΓ3ΐ 3ί ενεΓγ 1οο3ίϊοη \ν5ΐε5 ίδ ίετηροΓ3π1γ ογ ρεπη3ηεηΐ1γ ηίΓεοΐεά 5γ 
ίΗε οοηδίηιοίΐοη 3Π(1 ορετ3ίίοη οΓ ίΗε Μείτο. Τ5ε Οοηοεδ5Ϊοη3ΪΓε δ1ΐ3ΐ1 πΐ 3 ΐ<ε 
ΐίδ 5εδί εΓΓοτΐδ Γογ ίΓιε 3εοιΐΓ3ίε τεοοπϋη§ οΓ ί5ε 35ονε ίηίοπη 3 ίίοη ννίΐΗουί 
ΗοΜίη§ 3ηγ Γεδροηδί5ί1ΐίγ ίη 03δε οΓ 3ηγ ίη3εουΓ3ογ ογ ίηδίιΓΓιοίεηογ οΓ ίΗε 
δ3Ϊά ίιιΓοΓτηηίϊοη. 

5.2.6 Τ5ε 35ονε άΪ3§Γ3ΐηδ οοιτεδροηάίηβ ίο εηοΗ 1οο3ίίοη ηεεάίη§ εχρΓορπ 3 ίΐοη 
3η(1 ίΗε οοιτε5ροηί1ίη§ ί351εδ, δ1ΐ3ΐ1 5ε δυ5πιίίίε(1 ίο ί5ε δετνΐοε 31 1ε35ί 
ίλνεΐνε (12) ιηοηίΗδ 5εΓοτε ίΗε εοπιιηεηοειηεηί οΓ ι5ε \Υογ 1<5 ίη ίΗε 1οο3ίΐοη5 
ρΓονίΗεά Γογ 5γ ίΗε Οοηδίηιοίϊοη Τίπιε δοΗεάυΙε οΓ ί5ε Ρτο)εοί. 

ΤΗε 0οηοε55ίοη3ΐτε 5 Η 3 ΙΙ Ι3ΐ(ε 03τε Γογ ίΗε εχρεάίίίοη οΓ 3.11 ρτοοεάπτεδ 3η(1 
Γοπηηΐίιίεδ Γεφΐΐτε<1 ίη οπίετ ίο εηβΗΙε ίΗε ΟτεεΗ 5ΐ3ίε ίο οοπιρίείε ίΗε 
εχρΓορπηίϊοηδ ίη 3 ίίπιείγ πΐ3ηηεΓ. Βγ ί3ΐ<ϊη§ 03τε Γογ ίΗε εχρεάίίίοη οΓ 311 
ρτοοεάπτεδ 3η(1 Γοπη3ΐίΐϊεδ, ίδ ηιε3ηί ίΗε ρΓερ3Τ3ίίοη οΓ ίΗε 35ονε 03 (ί 3 δΐΓ 3 ΐ 
(ϋ3£Γ3ΐη5, ΙηΗΙεδ, είο. ίη 3οεοΓ(ΐ3ηοε \νίίΗ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 5.2.5. οΓρτεδεηί 3Γίίο1ε. 

ΤΗε ΟοηοεδδίοηηίΓε δΗηΙΙ 301 ίη 3εοοπΐ3ηοε ννίιΗ ίΗε ρτονίδίοηδ οΓ 3τίΐο1εδ 
5.2.5 3η(1 5.2.6, Γογ 3ηγ 3<1<1ίΐίοη3ΐ εχρΓορη3ίίοη, \νΗίοΗ πιί^Ηί 5ε ηεεάεά. 


5.2.4 


5.2.5 
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ΤΗο Οοηεεδδΐοηείτε δΗεΙΙ ηοΐ τεεεΐνε 3ΗΗΐίΐοηΕΐ ρΕγτηεηί Γογ ίΗε ννοτΗδ οΓ 
βιΐιείεδ 5.2.5. εη<3 5.2.6. τηεηΐΐοηεΗ εΗονε. 


Αηγ ίΐεΐεγδ ίο ίΗε Ρτρίεοΐ, <3υε το ίΗε (Ιοηεεδδΐοηεΐτε’δ Γεΐΐατε ίο οοπιρίγ ϊη 3 
ίΐηιείγ ιηαηηεΓ \νΐιΗ πΐΐ Γοπτιείΐτΐεδ ΓεςαΐτεΗ Ηετεΐη ΐη οηΙεΓ ίο πιεΠε ροδδΐΗΙε 
ίΗε ΐδδΐιε οΓ ίΗε οοπυτιοη Μΐηΐίΐεηεΐ Οεοΐδΐοη οί ετίΐοίε 5.2.2. ΗετεοΓ, δ1ΐ3ΐ1 
ηοί^δΐϊίγ εηγ εχίειίδΐοη οΓ Ηεηεϋίηεδ ογ ραντηεηί οΓεδθ3ΐΕίΐοη ΐη τεδρεεϊ οΓ 
Λε (1ε1εγε(1 \νοτΗδ, ογ εηγ οίΓιετ οοτηρεηδείΐοη. 


Ρτονΐάεά ιΗεΙ ιΗε ΟοηοεδδΐοηβΐΓε ίυΐίϋΐδ ϊίδ εΗονε Γηεηίΐοηεά οΗΙΐβείΐοηδ, 
3ηγ (Ιεΐαγ ΐη Ηεηάίηα ονεΓ ίο ίΗε Οοηοεδδΐοηεΐτε ίΐιε εχρτορηείεά ετεεδ 
Ηεγοη<ί ίΗε 12 (Κνβίνε) πιοηΐΗδ <3€3<31ΐηε δίετίΐηε οη ίΗε άείε οΓ δΐιΗιηΐδδΐοη 
Ηγ ίΗε Οοηοεδδΐοηείτε οί ιΗε εΗονε <ϋε§τετη5 εηά ΓΕΗΙεδ ϊη εοοοτάεηοε ννίίΗ 
Ετίιείε 5.2.6., \νίιΗ ηο ΓΕαΙί οΓ ίΗε (Γοηοεδδΐοηεΐτε 3ΐκ1 ίο ίΗε εχίεηί ΐι 
εάνετδείγ εΓΓεοίδ ίΗε οποοεΙ ρ3ίΗ οί ίΗε ΡΕΚΤ <ϋε§τετη Εδ υράείείΐ ίτοπι 
ήπιε ίο ΐΐτηε, βΗιεΙΙ τεδυΐί ΐη εη εχίεπδίοη οΓ ιΗε άεεάΐΐηεδ οί ίΗε 
Οοηδίτυείΐοη Ρεπού εηύ ίη εη εχίεηδΐοη οΓ ίΗε ύιιτείΐοη οΓ ίΗε Οοηοεδδΐοη 
Ρεποά, ίο ίΗε ΗεηεΓπ οί ίΗε Γοηοεδδΐοηεΐτε, \νΗΐοΗ βΗηΙΙ Ηε εοιτεδροηώηδ 
ίο ίΗε εοηδεςυεηεεδ οΓ ιΗε ύεΐαν. 35 ννεΐΐ ε$ 3 τεΐενεηί οοιηρεηδΕίΐοη Γογ ίΗε 
Ροδϊίίνε ϋΕπίΕεεδ οΓ ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε. 


ΤετηροΓ&Γν Οεειψείί ο πδ / ΡυΓηρΐπο Αγμ 5 οΓ 5υτρ1υδ εηύ υηδυΐΠιΗΙρ 
Εχε3ν3ίΐοη Μ 3 ίβτ-ι «1 


ΤΗε ΟοηοεδδΐοηΕίτε ΐδ εηίΐίΐεύ ίο ιεηιροτεηΐγ οοουρν ετεεδ ννΗΐοΗ ετε 
ηεοεδδετγ Γογ ίΗε ΟΓεειίοη οΓ ίΗε δΐίεδ ΐη Εοοοτάεηοε \νϊιΗ ώ·ε\νίη§ 2 οΓ 
-^αυιεχ 10 , Γογ ίΗε εχεοαιϊοη οΓ αεοίεοΗηΐοε! εηά οΐΗεί ίηνεδίίεείΐοηδ ζχιά ίη 
§εηεΓεΙ Γογ ίΗε εχεουήοη οΓ \νοτΠδ Γεοΐΐΐίεηηα ίΗε Ρπ^'εοί (ΐηδίεΐΐείΐοηδ, 
οΓΓιοεδ, δίοΓεαε, εΐε.), ίη εοοοτύεηοε \νΐιΗ ίΗε ΓοΠο\\·ίησ; 

ΤΗε Οοηοεδδΐοηεπ-ε εεη ιίδε Γογ ίΗε εχεειιίιοη οΓ ίΗε \νοτΠδ οΓ ΐΗίδ Οοηίτεεί 
ρΓονιάεϋ ιί ΐδ ηεοεδδετγ εηύ Γογ Εδ 1οη§ Εδ ηεοεδδετγ, ριιΗΙΐο, ηιιιηϊείρεί εηύ 
οοπιιηιιηεΐ ετεεδ εδ \νε!1 εδ ετεεδ Ηε1οη§ΐη§ ίο ρυΗΙΐο 1ε\ν Ιε^εΐ εηίΐίΐεδ 
ννΗίοΗ δΗεΙΙ Ηε άεΐΐνετεύ ίη εεεΗ οεδε \νΐίΗ ε ρτοροδεί οΓ ίΗε (Ζοηεεδδΐοηεΐτε 
ίο ίΗε δετνΐεε, ίΗτεε (3) τηοηίΗδ ΗεΓοτε ίΗε ύείε δΐιοΗ ετοε$ ετε τεφίϊτεύ εηά 
ρτονιύεύ ίΗε 5ετνΐεε Ηεδ ηοί οΗίεοϊεύ ίο ίΗε ρτοροδείδ οΓιΗε <:οηοεδδΐοηεΐτε 
οηε (1) ιηοηΐΗ εί ίΗε Ιεΐεδΐ ΗεΓοτε ίΗε ΕΗονε τηεηίΐοηεύ ύείε. Ιη εεδε οηε οΓ 
ίΗεδε Ετεεδ εεηηοί Ηε ΟΈηίεά, ιΗε 5ετνίεε ν/ΐΙΙ ηδε ΐίδ Ηεδί είΓοτΐδ ίο δεευτε 
εηοίΗετ δΐιΐίεΗΙε εγοε ίο ίΗε Οοηοεδδΐοηεΐτε. ΤΗε Οοηοεδδΐοηεΐτε οεειιρΐεδ 
ίΗεδε ετεεδ \νΐιΗοιιί ΓυτΐΗετ Γοπηεΐΐίίεδ. Ροτ ίΗε οεοιιρεΐίοη οΓ ίΗεδε ετεεδ, ηο 
εοιηρεηδείΐοη οτ άαίγ ΐδ ύαε. ΤΗε Οοηοεδδΐοηεΐτε ΐδ οΗΙΐαεά ίο τεΐηδίείε εί 
ΐίδ ο\νη εοδί, ΐη ιΗείτ ρτενΐουδ οοηύΐίΐοη, δΐτεείδ, εηύ δςυετεδ εηύ ΐη §εηετε1 
εηγ οΓ ίΗε εΗονε ετεεδ ίΗε $ετνΐοε δΗεΙΙ ΐηύΐοΕίε. 


Αρετί ίτοπι ιΗε ετεΕδ ίο \νΗΐοΗ ίΗε ρτονΐδΐοηδ οΓ ρετε§τερΗ 5.2 Ηετεϊη ερρίγ 
εη(1 τεεΕτώης ιΗε ΐετηροΓετγ οοουρεΐΐοηδ, ίητίΠετ ίο ιΗε τεςηεδί οΓ ίΗ^ 
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ΟοηοεδδίοηΕίτε, (Ηε Οτεε1< δϊΕίε δΗΕΐΙ 5ε τεδροηδίΗΙε ίο οΕπγ οιιί ίΗε 
εχρΓορπΕίίοηδ ϊη ογ^εγ ίο εδίΕΗΙίδΗ ε δετνίΐυάε ίη ίΕνουτ Εηά Εί ίΗε εχρεηδε 
οί ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε, ίοτ ίΗε οτεΕίίοη οί δίίεδ εικ! ίη §εηοΓΕΐ ίοτ ίΗε ηεεάδ 
οί ίΗε \Υογ1<5 οί ριεδεηί ΟοηίΓΕοί, ίοτ Ε5 1οη§ Ε5 ηεοεδδΕτγ. 

ΤΗε ρπνΕίε ΕτεΕδ \νΗίοΗ δΗΕΠ 6ε Γεςυίτεά επ(1 ίΗε ίίηιε άυτίη§ ννΗίοΗ 
δετνίίυάε δΗοιάά Ηε πΐΕΪηΐΕΪηε(1 ίη ίΕνουτ οΓ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε, βΙιεΙΙ Ηε 
άείίηεά ίο11οννίη§ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε’δ ρτοροδΕί εικ! ιΗε ΕρρτονΕί οί ιΗε 
δοΓνίοε, ίννεΐνε (12) πιοηίΗδ Πείοτε ίΗε οοπηηεηοειηεηΐ οί ίΗε \νοτΙ<δ. 

5.3.3 Αδ ίοΓ ίΗε τεδΐ, ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ΕΓίίοΙε 5.2 Ηετείη, 5 Ηε 11 βρρίγ τεδρεοίίνεΐγ. 

5.3.4 Ρογ ίΗε ριιτροδεδ οί Ετίίοΐεδ 5.2 Εηά 5.3 Πετείη, ίΗε ρΓονίδίοηδ οί ρεγε§γερΗ 
20, ΕΓίίοΙε 4 οί Η. 1024/1971, δαρρίεπιεπίειΐ Ηγ ρ3τα§ΓΕρΗ 2.Η. οί ΕΠίοΙε 6 οί 
Η. 2052/92, \νϊ11 Ηε ΕρρΙίεΕΗΙε, Εδ τερίΕοεά Ηγ ρεγ. 6 οί ΕΓίίοΙε 4 οί Η. 
2366/95. 

5.3.5 ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε 5 Ηε11 Ηε τεδροηδίΗΙε οί ίΗε άτΕ\νίη§ υρ Εηά δυΗπιίδδίοη 
ίο ίΗε ΒεΓνίοε, οί ε11 <1εϊε (άίΕ§ΓΕΓηδ, ρΐΕηδ, είο.) ηεοεδδΕτγ ίο ΐηίοπη ίΗε 
τεΙενΕηί ΕυίΗοηίίεδ ϊη γοΙειϊοπ Ιο ίΗε εδίΕΗΙϊδΗτηεηί Εηά ίΗε οροΓΕίΐοη οί (Ηε 
δίιεδ ογ Εηγ ραπ ΐΗεΓεοί. 

5.3.6 ΤΗε (ΤοηοεδδίοηΕΪΓε βΗεΙΙ τεπιονε Εΐ ίίδ ο·ννη εχρεηδεδ ίτοΓη ίΗε ίοπΊροτΕπΙν 
οοουρίεά ΕτεΕδ, Εηγ ίετηροΓΕτγ ίηδίΕΐΐΕίίοηδ ρΐΕοεά ογ ίηδίΕΠεά, ίΗε ννΕδίε, 
ίοοίδ, δθΕίίοΜίη§δ, ηΐΕοΗίηεΓγ, αδείιιΐ ογ ν/Εδίε δίπ-ρίαδ πιεΙοπεΙ, ΙετηροΓΕΓγ 
ιηΕοΗίηοΓγ ίηδίΕΐΐΕίίοηδ, είο. Εηά ΓείηδίΕίε ίη ίΗείτ ρΓενίοαδ οοηάίίίοη ίΗε 
δεοίίοηδ οί ίΗε οΕττίΕ^ε-ν/Ενδ, ρΕνεπιεηίδ, Ηυί1άίη§δ, είο. ίηδΐΕΐΐΕίίοηδ ίη ιΗε 
ΕτεΕδ \νΗίοΗ \νεΓε ίοΓηροΓΕπΙγ οοουρίεά ογ άΕπΐΕ§εά Ηγ ίΗε εχεουίΐοη οί ίΗε 
λνοΓΠδ. ΤΗε ηΗονε 5 Ηε11 Ηε εχεουίεά Εί ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε’δ εχρεηδεδ, 
Ηείοίε ίΗεδε ΕτεΕδ ίη ν/ΗϊοΗ ίΗε τεΙενΕηί ρΕτίδ οί ίΗε ρτο]εοί ννετε οοτηρίείεά 
Ετε Γείιιπιε(1 ίο ίΗείτ οννηείδ. ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε δΗ&ΙΙ Είδο τεπιονε ογ 
άεδίτογ Εί ίίδ ολνη εχρεηδεδ, Εηγ ΕΐιχϊΙΪΕτγ ΙεπιροΓΕΓγ ννοτίίδ \νΗίοΗ ννίΐΐ Ηε 
άεδί§ηΕίεά Ηγ ίΗε δετνίοε Εδ ιΐδείεδδ ογ άεΐτίιηοηίΕΐ ίο ίΗε δυΗδεςυεηί 
ορεΓΕίίοη οί ίΗε Μείτο Εη<1 ίΗε ίο\νη, Ιενεί ίΗε ΕτεΕδ ν/Ηετε ίΗε ΕΗονε 
πίΕΐεπΕίδ ννΗετε δίοοΗεά ογ ίηδίΕΠεά Εηά άεϋνεΓ ίΗε δίΐε ΕτεΕδ οΙεΕη Εηά ηεΕί 
ίη ίΗείτ ρτενίοιίδ οοηάίίίοη Εηά ίη §εηετΕΐ ίΕΗε ΟΕτε ίοτ Εηγί1ύη£ είδε ηεεάεά 
ίοτ ίΗε δΐηοοίΗ ορεΓΕίίοη οί ίΗε Μείτο Εηά ίΗε ίο\νη, ίη ΕοοοτάΕηοε ννίιΗ ίΗε 
Ιεπηδ δεί οιιί Πετείη. 

ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε δΗπΙΙ τεπιονο, Εί ίίδ ο\νη οοδί, ίο11οννίη§ ίΗε δετνίοε’δ 
ίηδίπιοϋίοηδ, Εηγ ρΓοίεοίίνε δίπιοίητεδ ννΗίοΗ \νετε ιηΕάε ίο ρτενεηί &οιη 
άΕτηΕ§εδ οί Εηγ ηηίιιτε, ογ Εοοίάεηίδ Εηά Ετε ηο 1οπ§ετ τεςυίτεά. Ιη οΕδε ίΗε 
ΟοηοεδδίοηΕΪτε άοεδ ηοί δίΕΠ ίΗε ΕΗονε ηιεηίίοηεά ννοτΗδ ίοτ ίΗε ο1ε3τίη§ οί 
ίΗε δίΐε ΕτεΕδ ννίιΗϊη ίΐίίεεη (15) άΕγδ &οτη ίΗε δετνίοε’δ ν/τίίίεη ίηδίτυοίίοηδ 
ίο άο δο, ογ ίη ΟΕδε ίΗεδε ν/οτΗδ Ετε ηοί εχεουίεά ίη ΕοοοτάΕηοε ννίιΗ ίΗε 
ΤΗηε - δοΗεάυΙε ιΗεϊ δΗαΙΙ Ηε Ερρτονεά, δηοΗ ν/οτΠδ ννίΐΐ Ηε εχεουίεά Εί ίΗε 
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εχρεηδεδ Εηά οη ΗεΗΕΐί οί ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε Εηά ίΗε εοττεδροηάϊη£ εοδί, 
οηοε ίΐηΕΐϊδεά, δΗαΙΙ Ηε άεάιιείεά ίτοπι ίΗε ρΕγτηεηίδ οί ίΗε οοηΐτϊΗιιίϊοη. 

5.3.7 Όηίεδδ οίΗεηνϊδε ρτονϊάεά Ηετεϊη, εχοΕνΕίίοη τηΕίετΪΕΐδ δΗΕΐΙ Ηε τειηονεά 
Εηά 13Ϊ(1 Εί ίΗε οΕτε εικΙ οοδί οί ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, ίη ΙοοΕίϊοηδ \νΗϊοΗ ννΐΠ 
Ηε οΗοδεη Ηγ ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε Εηά Ερρτονεά Ηγ ίΗε δετνίεε, $υεΗ 
ΕρρΓονΕί ηοί Ιο Ηε υητεΕδοηΕΗΙγ ννϊίΗΗεΙά ογ άεΐΕγεά. Ιη Εάάϊίϊοη ίο 
ίτΕηδροΓίΕίΐοη Εηά ΐΕγΐη§ ίη ίΗε άιιπιρδϊίεδ, ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε δΗηΙΙ εηδυτε 
ννϊίΗουΙ δεε!άη§ ΕάάϊίϊοηΕΐ οοηιρεηδΕίίοη, ίΗε δΐΕΗϊΙϊδΕίϊοη οί ίΗε εχοΕνΕίίοη 
πίΕίεπΕί Ηγ ίΕίάηβ ε 11 ηεεεδδΕτγ πιεΕδυΓεδ, ΕρρτορτΪΕίε οοηδοΙϊάΕίϊοη, δο ιΗεϊ 
ίΗε ΓιπεΙ δυτίΕοεδ ατε ίη & εοηάίίϊοη ίο Ηε άενείορεά Ηγ Λιτά ρΕΠίεδ ϊηίο 
ΓεοτεΕΐίοη ατεΕδ ογ δροτίδ ΕτεΕδ Ηγ ,ϊυδί Εάάϊη§ οη ίΙιεΪΓ ίΐηεϋ 1ενε11ϊη§ ε 
δητίΕοε ΐΕγεΓ οί δοϊΐ Εηά ρΐΕηίδ, οοηο1υάϊη§ ίΗυδ ίΗε ΕρρΙίοΕίίοη οί ίΐιε 
εηνΪΓοηπιεηίΕΐ άεδϊ§η \νΗϊοΗ δΐιαίΐ Ηε εΐΕΗοτΕίεά 1»ν ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε, Εηά 
δΗΕΐΙ Ηε ΕρρΓονεά Ηγ Ιΐιε οοηιρείεηί ΕυίΗοηίϊεδ πίτετ ΗΕνϊη§ Ηεεη οετΐίίίεά 
Ην ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ϊηεετ . ΤΗε δετνϊοε οεπ τεςυεδί ίτοπι ιΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε ίο ίτΕηδροτί Εηά άεροδίί ί±ιε εχοΕνΕίίοη πίΕίεπΕίδ, ίί ιΗε 
δετνϊοε άεεπίδ ΐΗεπι ΕρρτορτΪΕίε, ίη ίΗε εγοε οί ίΗε όιΐι Ρίετ οί ιΗε Ροπ οί 
ΤΗεδδΕίοηίΙα Ηεϊη§ υηάετ οοηδίτυοίϊοη ρτονϊάεά ιΗεϊ ίΐιίδ άοεδ ηοί ΕάνεΓδεΙγ 
Είίεεΐ ί±ιε ρτο§τεδδ οί ίΗε ΧνοτΗδ. 

ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε Εί ΐίδ ο\νη εχρεηδεδ Εηά τεδροηδϊΗϊΙίίγ βΗεΙΙ ρΓερΕτε ίΗε 
Εοεεδδ ΓΟΕάδ ίο ίΗε άυτηρϊη" ΕτεΕδ. 

5.3.8 υηίεδδ οίΐιεπνΐδε ρΓονΐάεά Ηοτοϊη, ίΐιε οοδί οί ίΐιε ΕΗονε ηιεηΐϊοηεά 
εηνίτοηπιεηΐΕΐ ϊητρΕεί δίυάΐεδ ν/ΗϊοΗ \νΐ11 Ηε ρετίοπηεά ίοτ ίΗε εοηδίπιείΐοη 
οί ίΐιε ΐηίτΕδΐηιοίιίΓε ν/οτΗδ ΐη ίΗε άυπιρϊη§, ΐΕγΐηε Εηά εοπδοΙΐάΕίΐοη ΕτεΕδ, 
δΙίΕΐΙ ηοί 1>ε ρΕΪά δερΕΤΕίεΙγ ηεϊίΗετ ίοτ ίΐιε εχοΕνΕίίοη πίΕίεπΕί οί ίΗε Μεϊπ 
^οτΗδ οί ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, ηοτ ίοτ ίΗε εχεΕναϋϊοη πίΕίεπΕί οί ίΗε ΡΕΓΕίΙεΙ 
\νοτΗδ, δίηεε ίΐιΐδ εοδί ϊδ εϊίΗετ ϊηεΐυάεά ίη ίΗε Ιιιιηρ δΐιηι ρτϊοε (5Β) οί ίΗε 
Ρτο^εί, ογ (ρτοροΓίϊοηΕΐΙγ) ϊη ίΗε αηϊί ρτϊοεδ ίοτ εχεΕνΕίϊοη οί ίΗε ΡΕΓΕίΙεΙ 
\νοτΠδ Ρπεε ϋδΐ. 

5.4 ΤΗε ΟτεεΗ δίΕΐε δΗΕΐΙ εηδυτε ίοτ ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, ίΗε εοηάϊίϊοηδ ννΗϊοΗ 
Ετε ηεεεδδΕτγ ίοτ ίΗε ιιηοΗδίπιείεά εχεειιίϊοη οί ίΗε Ρτο^εεΐ άυτϊη§ ίΗε 
Οοηδίηιείϊοη Ρετϊοά, Εηά δΗηΙΙ δεευτε ίοτ ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, εΙΙ 
εχρΙοϊΐΕίϊοη τϊ^Ηϊδ Ετϊδϊη§ οιιί οί ίΗε ΟοηίτΕεί Εηά ίΗε 1 ε^ άυτϊη§ ίΗε 
ΟρετΕίϊοη Ρετϊοά, Εηά δΗΕΠ ρτονϊάε Ηϊπι χνϊίΗ Εηγ ΕδδϊδίΕηεε ηεεάεά ϊη ιΗεϊ 
τεδρεεί. 

5.5 ν/ϊίΗΐη ίΗε ίτΕτηεννοΓΗ οί δυΗ|εοί οΗ1ϊ§Εΐϊοηδ, ίΗε Οτεείί δίΕίε ΙτΕηδίετδ 
ΗετεΗγ οτ/Εηά ιιηάειίΕΗεδ ίΗε ΓεδροηδϊΗϊΙϊΐγ ίο ίΕΗε εΙΙ 1ε§Εΐ Εείϊοηδ ηεεάεά 
ϊη οτάετ ιΗεϊ ίΗε ΕίτεΕάγ εοηδΐηιείεά Ρϊ1οί-Ρτο]εεί ϊδ ίτΕηδίεττεά Ηγ ίΗε 
ΜιχηϊεϊρΕίϊίγ οί ΤΗεδδΕίοηϊΙίϊ ίο ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, ϊη ε ΐϊχηεΐγ ηΐΕηηετ δο 
άΐΕί ίΗε Ρτο^οί δΗΕΠ ηοί Ηε άεΐΕγεά. ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε υηάειΐΕΗεδ ίΗε 
τεδροηδϊΗϊΙϊίγ οί ίΗε ίηΐΐ εοπιρίεΐϊοη οί ίΗε Ρϊΐοί ίυηηεΐ Εηά ΐίδ ϊηΐε§ΓΕίϊοη ϊη 
ίΗε τεπΐΕΪηϊη§ ηεΠνοτΗ. ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε 5 Ηε 11 ηοί Ηε ΙΪΕΗΙε^οΓ επ^ 
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ροδδΐ61ε εΐείεοί (ΐη ρΕΠϊοαίΕΓ ννΐΛ Γε§Επ1 ίο Εηγ ΐΕίεηί (ΙείεοΙ) 3Π5χη§ ουί οί 
Λε όεδΐ§η, δίικίγ Εηά/οΓ οοηδίηιοίϊοη οί Λε Ρίΐοί - Ρπ>)εοί, άεΕϋ ογ 1ΪΕ6ί1ΐίγ 
οί Εηγ πΕίιιτε ογ Εηγ Εδδϊ§ηιηεηΐ οί Τ6εδδΕΐοηϊ1α Μυχυεΐραΐΐΐγ (1εΙ)ΐ$ ογ Λε 
άεΒΐ5 οί Εηγ οΛογ οοπΙγεοΙογ ΐηνοίνεά ίη Λε οοηδίηιοίϊοη οί Λε Ρΐΐοί - 
Ρτοίεοί νϊδ-Ε-νϊδ Εηγ Λϊπΐ ρΕΠγ ογ Λε Οτεείί δίΕίε ογ Εηγ οΛεΓ ΟΓεεΚ 
ΡιΛΙϊο δεΓνϊοε. 

Ιη 035ε Λε εχϊδίϊηβ δίηιοίιηε ίδ ]ϋ(Ι§ε(ί 35 ηεεάϊη§ ίο 6ε ϊιηρΓονεά ϊη οπΙογ ίο 
6ε βρρΓορπαίε ίοΓ Λε Οοηδίηιοίϊοη, ΟρεΓΕίϊοη 3η(1 ΜΕΪηίεηΕηοε οί Λε 
Μείτο, 6υε ίο Λε Ληε είΕρδεά ίτοιη ΐίδ οοηδίηιοίϊοη από άυε ίο Λε δρεοίίύ 
1οο3ΐ οοηώίϊοηδ, Λε οοδί οί Λε ΐπιρΓονειηεηί 56 ε 11 6ε 6οπιε 6γ Λε δίαίε. 
5αο6 ΐπφΓονεπιεηΙδ <Ιο ηοί Λοίικίε πιοΛΓιοαΐϊοηδ οί Λε §εοιηεΐηοΕΐ 
ο6ΕΓ3οΙεπ5ίϊοδ οί Λε ίυηηεΐ, ρΓονίάεά ΐίδ οοηδίηιοίϊοη ννηδ Λ οοηίοπηϊϊγ 
λνϊΛ Λε άΓ3\νϊη§5 οί Λε ΤεηάεΓ Οοοιηηοηίδ. 


6. μετκο οοΝδτκυοτιΟΝ ννοκκδ 

6.1 Τ 6 ε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓΟ 563 ΙΙ εχεοιιίε Λε \νοί1(5 ϊη ΕοοοκίΕηοε ννϊΛ Λε ίεττηδ 
δεί οιιί Ηείείη. υηίεδδ οΛεηνίδε ρΓονίοΙεο! 6 θΓεϊη, Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓΟ 56 ε 11 
6 ε δοΐεΐν Γεδροηδΐ61ε ίοΓ Λε δυρρίγ οί πίΕΐεπαΙδ επ< 1 Λε οοηδίηιοίϊοη οί Λε 
ν/ΟΓίοδ. 

6.2 Τ 6 ε ίοίηΐ ρΓθ)εοί οοδί οοηδϊδίδ οί Λε Ιηπιρ δύτη ρποε (5Β), ίοΓ Λε Μεϊπ 
\νοΓΐο 5 Εηά οί ε ρΓονϊδΐοη ίοΓ Λε ΡεγεΙΙοΙ ν/οΓίοδ, Εοοοπϋη§ ίο Λε ίο 11 ον/ϊη§ 

6.2.1 Τ 6 ε Ιιηηρ διηη ρποε (5Β) ίοΓ Λε Μεϊπ ν/ο^δ ΐδ (ϋνϊίΐείΐ Λ Λεο 6 γπε 5 επ( 1 
ΕΟυ Εδ ίοΐΐοννδ : 

ΟΓΕοΗτηΕδ: Ροττγ δενεη 6ίΙ1ϊοη Γίνε ΗυηΛεό ηΐηείγ δενεη πιϊΐΐΐοη Λτεε 
Ηιηκίτεά εϊ§ 6 ί ΛοιίδΕηά δϊχ 6 υηΛεά ίοΓΐγ οηε (47.597.308.641) 

Ευτορεπη Οιητεηογ υηϊίδ (ΕΟυ): Τννο 6ιιηΛεά δϊχίγ ίοητ πιίΐϋοη ηνο 
6ιιηΛο(1 ηϊηείγ ί\νο Λοιίδβηά δϊχ ΗιιηάτείΙ ίεη (264.292.610). 

Τ 6 ε Ιιηηρ δΐιπι ρήοε (δΒ) πιεηίΐοηείΐ 36 ονε, ίδ εχρΓεδδει! Λ 01/01/1993 
ρποεδ πηά ϊδ δυ 6 )εοί ίο εδΟΕίΕϋϊοη, ϊη ΕοοοπίΕηοε ινϊΛ Λε ΕδΟΕίΕίϊοη 
ΟοείΓιοϊεηΐ άείίηείΐ ΐη ρΕΤΕ§Γ3ρΗ 6.5 οί ρΓεδεηί ΕΠϊοΙε. 

Τ 6 ε ΙιίΓηρ διηη ρποε Γηεηΐϊοηείΐ Ε 6 ονε ΐδ ηοί ίηοΐυδΐνε οί Λε ΥΕΐυε ΑΛίεά 
Τεχ (ΎΑΤ), \ν 6 ϊο 6 56 ε 1 Ι 6 ε εηΛεΙγ 6 οπιε 6 γ Λε 0Γεε1( δίαίε. 

Ιί ΐδ οΐΕΓΪίϊείΙ, ΛεΙ Λε Επιουηί οί Λε Ιιηηρ διηη ρποε (5Β) ίοΓ Λε Μεϊπ 
\ νοΓΐίδ, άοεδ ηοί ίοπη εΐΛοΓ Λε 6ε5Ϊ5 ίοΓ Λε ΟΓεΕίϊοη οί Λε ΡΕΓίΐεδ’ 
ϊηίεηίϊοη ίο οοηίτΕοί ογ ε οοηίτΕοίιίΕΐ δίίρυΐΕίϊοη επ( 1 άοεδ ηοί ΕίΤεοί Λε 
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ίΐηαηοί&Ι ο 61 ί§Είϊοηδ οΓ Ιΐιβ ΟΓεεΙί δίΕίε Εδ ώεΓε Ετε άεδεη 6 εά ίη ΕΠίεΙε 
6.4.1 ΗεΓείιι. 

6.2.2 διι6)εεί Ιο ώε οώεΓ δρεείΕΐ ρΓονίδίοηδ δεί ουί ΗεΓείη, Ρ&ταΐΐεΐ ίΥοΓίίδ πιεαηδ 
ε) ώε ννοιΊίδ ν/ΗίεΗ βτε Γείαίεά ίο ϊγεΓΓιο άίνεΓδίοηδ Εηά ΝείννοΓίίδ ννΙιϊοΗ 3 τε 
ΙοοΕίεά οιιίδϊίΐε ώε ρεπιηεΙεΓ οΓ ορεη ευί εχεανβίΐοπδ ογ οΓ ώε εχοΕνΕίίοη 
ίτοηΐ οΓ ώε ίιιηηεΐ οΓ ώε Μεϊπ ν/οΛδ Εδ άεΓιηεά ίη Αηηεχ I, 6) ώε ννοΛδ 
Γογ ώε άίνεΓδίοη ογ ΓεΙοοΕίίοη οΓ ρυ61ίε υίίΐίίγ ηείννοΓΗδ ννΗίεΗ ατε ΙοεΕίεά 
ννίώϊη δυεΗ ρεπιηεΙεΓ οηά ε) ώε \νοΓΗδ εεΠίΓΐεά Εδ ΡΕΓ&ΠεΙ Υ/οΓΗδ Εηά 
Γείαίεά ίο άίδεονεήεδ Εηά/οΓ ίηνεδίί§Είίοηδ οΓ Εηίίςυίίίεδ. 

Πιε ρΓονΐδίοη Γογ ώε ΡεγεΙΙοΙ \ΥθΓΐίδ πδεδ ίο ώε ΕΐηοιιηΙ οΓ ίεη Ηίΐΐίοη 
άτΕεΗηίΕδ (10,000,000,000) ίη 16/08/93 ρπεεδ, Εηά ίδ δυ6)εεί ίο εδΟΕίΕίίοη 
ίη ρατΐδ ιιροη ρΕγιηεηί, ίη ΕοεοΓάοηοε \νίώ ώε ΕδεαίΕίίοη ΟοείϊίείεηΙ 
άεΓιηεά ίη ρΕΓΕβΓΕρΗ 6.5.2 ΗεΓείη. ν/ίίΓι ίΐιίδ Ετηουηί, ώε ΟοηεεδδίοηΕίΓε 
δΗ&11 Γιη&ηεε ώε ΡεγεΙΙοΙ \ΥθΓΐίδ. ΤΗε ρΕτί οΓ ώε εοδί οΓ ώε Ρατ&ΐΐεΐ \ΥοΓΐίδ 
εχεεεάίη§ ίΐιε ΕΗονε-ιηεηίίοηεά Ετηουηί, ννίΐΐ 6ε Ηοπηε 6γ ώε δίΕίε. 

6.3 ΡατΕΐΙεΙ ΧΥοΓΗδ - δεΓνίεε λΥοτΙίδ 


Αρατί &οπι ώε δεΓνίεε Εηά ώε Αχε1ΐΕεο1ο§ίεα1 \ΥθΓΐίδ \νΗίεΗ δ6α11 6 ε 
εχεευίεά 6 γ ώε ΡυΟ Εηά ώε ΑΓθ6&εο1ο§ίθΕΐ δεΓνίεεδ, ώε ΡεγεΙΙοΙ \ΥοΓΐίδ 
δΗηΙΙ 6 ε εχεευίεά είώεΓ 6 γ ώε ΟοηεεδδίοηΕίτε (ΟοηεεδδίοηΕίτε ΡεγεΙΙοΙ 
\ΥοΓΐί 5 ) ογ 6 γ ώε ΟΓεεΙί δίΕίε 6 γ ηιεαηδ οΓ ΕηοώεΓ οοηϋταοί ννοώ (δί&ίε 
ΡεγεΙΙοΙ \ΥθΓΐ<δ). Τ 6 ε ΟΓεεΙί δί&ίε ΗΕδ ώε η§Ηι ίο άεείάε ίΓ ώε & 6 ονε 
Ρ 3 Γ& 11 εΙ ν/οΓίίδ ατε ίο 6 ε εχεειιίεά ίη ννΗοΙε ογ ίη ρ 3 τί, Εδ ΟοηεεδδίοηΕίΓε 
Ροταΐΐεΐ \ΥθΓΐίδ ογ Εδ δίΕίε Ρ&τ&ΐΐεΐ \ΥθΓΐίδ. ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕίτε δ6α11 &11ο\ν 
ώε εχεεηίίοη οΓ ώε δίΕίε Ραταΐΐεΐ \Υοτ1ίδ ίη ώε Μείτο οεευρ&ίίοη ΕτεΕδ. 

Τ 6 ε Ρ&τ&ΙΙεΙ ^οτΐίδ ατε Γιηαηεεά είώεΓ 6 γ ώε ΟοηεεδδίοηΕίτε ογ 6 γ ώε 
δίΕίε, ίη ΕοεοτάΕηεε ννίώ Εΐΐίοίε 6.2.2 ΗεΓείη. 

6.3.1 ΤΗε ΟοηεεδδίοηΕίτε δΗΕΐΙ εο-οροΓΕίε ννίώ ώε εοπιρείεηΐ Αυώοτίΐΐεδ Εηά ώε 
δεηάεε Γογ ώε λνοτΗδ (ίηε1υάίη§, ννίώοηί ΙΐιηίΐΕίίοιι, ώε άεδί§η, δοΗεάυ1ίη§, 
ώε ίεπηδ &ηά εοηάίίίοηδ ιιηάεΓ ννΗίεΗ ώεδε ;νοτ!ίδ δΗ&ΙΙ 6 ε ρεΓΤοπηεά) 
τεΐηίεά ίο ώε 1οεΕίίη§, τεπιοναΐ ογ ΓεΙοοΕίίοη οΓ ώε ηείννοΓίίδ οΓ ώε Ριχ61ίε 
υίίΐίίίεδ θΓ§ΕηίδΕίίοη5 (Ρ.ϋ.Ο.) Εηά οώεΓ ννοτίίδ άεΓιηεά Εδ ΟοηεεδδίοηΕίτε 
ΡΕΓΕίΙεΙ \ΥογΙϊ5 Εηά χΗεΙΙ ρειΤοπη δοπιε οΓ ώεδε ννοΛδ (ώε ΟοηεεδδίοηΕίΓε 
“ΡεγεΙΙοΙ λΥοΓίίδ ”) \νΗεηενεΓ ώίδ ίδ ΓεηυίΓεά αηά άεείάεά ίη ΕεεοΓάΕηεε 
ννίώ ώε ίεπηδ δεί ουί εΕεΗ ίίπιε οη ώε ΗΕδίδ οΓ ώε ρΓονίδίοηδ οΓ ώίδ 
ΟοηίτΕεί. 

ΒεΓοΓε ώε ΕΓΓεείίνε ϋΕίε, ώε ΟοηεεδδίοηΕίΓε ννίΐΐ εοπιρίείε ώε ηεεεδδΕτγ 
ίηνεδίίβΕίίοηδ Εηά ννίΐΐ εοιηε ίη εοηίΕεί ν/ίίΗ ώε εοηιρείεηΐ Ευώοήίίεδ Εηά 
ννίΐΐ δυ 6 πιίΐ ίο ώε δίΕίε ε δοΗεάαΙε Γογ ώε ΡεγεΙΙοΙ \ΥθΓΐίδ, ννΗίεΗ νάΐΐ 6 ε 
εοηιρΕίί61ε ννίώ ώε Τίιηε δεΗεάυΙε οΓ ώε ρΓθ)εεί, ογ ρΕτί οΓ ίί. ΤΗίδ 
δοΗεάυΙε δΗΕΐΙ Είδο ίηεΐηάε ώε δεηάεε \ΥοΓΐίδ, οη ώε 6 & 5 Ϊ 5 οΓ ώε ρειϊοά οΓ 
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ίΐπιε Γεςυΐτεϋ Γογ ϋιεΐί εχεουίΐοη 35 ηοίΐΓιεϋ ίο ϋιε (Γοηοεδδΐοη3ΪΓε Ηγ ϋιε 
δεη/ΐοε ογ ϋιε οοιηρείεηΐ θΓ§3ηΪ53ίΐοηδ. 

ΤΗε (Τοηοο55Ϊοη3ΪΓε \νϊ11 Ηε ΓεδροηδΐΗΙε Γογ ίΗε εχεουίΐοη οί ϋιε 
(ΖοηοεδδΐοηυΐΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1 ΝνοτΗδ 3ηϋ ΐί υηϋετίΒΐίεδ 3 Ι 50 ίο οοπιρίγ ινΐϋι ϋιε 
(Γοηδίτυοίΐοη Τΐιηε δοΗεϋυΙε Γεΐ3ίεϋ ϋιεΓείο. ΤΗε 5ί3ΐε ΐδ ΓεδροηδΐΗΙε Γογ ϋιε 
οο-θΓϋΐη3ίΐοη οΓ ίΗε ΡΙΙΟ ογ ΡυΗΙΐο δεηηοεδ 3ηϋ Εηίΐίΐεδ, ννΗΐοΗ 3τε 
εοτηρείεηί Γογ ίΗε εχεοιιίΐοη οΓ ίΗε δετνΐοε \νοΓΐ(5. Πιε 5ΐ3ίε ΐδ 3ΐδθ 
ΓεδροηδΐΗΙε Γογ ίΗε εχεαυίΐοη οΓ ϋιε δεΓνΐοε ν/οΓίοδ, δο ϋΐ3ί ϋιε εχεουίΐοη οΓ 
ϋιε Μβίη \ΥθΓΐίδ ογ 3ηγ ρ3Γΐ ϋιεΓεοΓ, δΗβΠ ηοί Ηε ϋεΐΕγεϋ. ΤΗε 5ί3ίε 3ΐδο 
Ηε3Γ5 ϋιε 3Ϊ3ονε ΓεδροηδΐΗΐΙΐίγ Γογ ϋιε 5ίΒίε ΡβγβΙΙοΙ ν/οΗΐδ. ΤΙιε δίΒίε 
§ιΐ3Γ3ηίεεδ ϋιηΐ ϋιε 5ί3ίε ΡΒΓΒΐΙεΙ λνοΓίΐδ ννΐΐΐ Ηε εχεουίεϋ ΐη 3 πίΒηηεΓ ννΗΐοΗ 
δΙΐ3ΐ1 ηοί ηε§3ίΐνε!γ 3ίΤεοί ϋιε υηΐπιρεϋεϋ 3ηϋ δπιοοίΗ εχεοιιίΐοη οΓ ϋιε Μ3Ϊη 
\ν 0 Γΐΐδ. 

ΤΙιε (ΤοηοεδδΐοηΒΪΓε δ1ΐ3ΐΙ ΐηΓοπη ϋιε δίΒίε Γε£3τϋΐη§ ϋιε ηεοεδδΐίγ οΓ 
εχεοαϋοη οΓ 3ηγ Ρατ&ΐΐεΐ \νοτΙθ5 3δ δοοη 3δ ϋιε ηεοεδδΐίγ οΓ εχεοιιίΐοη οΓ 
δυοΗ ινοίΗδ ΐδ 3δ00Γί3ΐηεϋ, 3δ \νε!1 3δ Γ0§3τϋίη§ ϋιε ρεποϋ οΓ ίΐπιε ννΐϋιΐη 
ν/ΗΐοΗ δυοΗ \νοι!<δ ηιυδί Ηβνε Ηεεη εχεουίεϋ. ΧνϊιΗϊη 3 ρεποϋ οΓ ΐεη (10) 
ϋηνδ &οπι ϋιε ΒΗονε ΐηΓοπηΐη^, ϋιε 5ί3ΐε δΐιαίΐ ηοίΐίγ ϋιε (ΤοηοεδδΐοηΒΐιο ίΓ 
ϋιε δρεοΐίϊο Ρ3Γ3ΐ1ε1 ν/οίΗδ 5 Ηβ 11 Ηε εχεουίεϋ Ιιγ ϋιε 5ί3ίε 3δ 5ί3ίε Ρ3Γ3ΐ1ε1 
\νοΓΐίδ. Ιη 03δε ϋιε ΒΗονε ίεη (10) ϋ3γδ ρεποϋ είΒρδεδ ΐϋΐε, ϋιε ΒΗονε 
ΡβγβΙΙοΙ λΥοΓίΐδ δΗ3ΐ1 Ηε οοηδΐϋεΓεϋ 35 ΟοηοεδδΐοηΒΪΓε ΡβγβΙΙοΙ \νοτ1ο5. 

ΤΗε Ρ3Τ3ΐΙε1 ν/οτΗδ 3τε εχεουίεϋ 3ίτεΓ ϋιε δετνΐοε Ηβ 5 Ηεεη ηοιΐίίεϋ ΐη 
\νπίΐη§ ΐη ϋΐ3ί Γεδροοί 3ηϋ ρίονίϋεϋ ϋιε ΐΕΐΐεΓ ϋοεδ ηοί εχρΓεδδ 3ηγ 
οΗ)εοίΐοηδ 3δ ίο ϋιε ηεοεδδΐίγ οΓ ϋιε ννοίΐίδ ίο Ηε εχεουίεϋ, ννΐϋιΐη 3 ρεποϋ 
οΓ ίεη (10) ϋ3νδ ίτοπι ϋιε ηοίΐίΐοΒίΐοη. Ιη 03δε οΓ 3 ϋΐδρυίε 3Πδΐη§ Ηογο 
ΒΗ ονε, ϋιε ρΓονΐδΐοηδ οΓ ΒΠΐοΙεδ 38 3ηϋ 39 Ηοτοΐη \νΐ11 Ηε 3ρρ1ΐθ3Τ>Ιε. 

Ρογ ϋιε δίΒίε ΡαταΙΙεΙ ΝνοΗίδ ίϊηΒηοεϋ Ιιγ ϋιε (Γοηοε5δΐοη3ΪΓε 3ηϋ Γογ ϋιε 
δεηαοεδ ίΗε ΟοηοοδδΐοηΒΐτε οίΤεΓδ ννΐϋι τε§3Γϋδ ίο ϋιε εοοηοπιΐο 
πΐ3η3§θΓηοηί αηϋ ϋιε ρΐηηηίηβ οΓ δυοΗ ννοίΠδ, ϋιε ΟοηοεδδΐοηΒΪΓε ΐδ εηίΐίΐεϋ 
ίο 3η 3πιουηί εςυ3ΐ ίο 5,4% οΓ ίΗε ν3ΐυε οΓδυοΗ ννοτίίδ (νΑΤ ηοί ΐηοΐυϋεϋ). 

6.3.2 ΤΗε οοδί Γογ ϋιε οοηδίτυοίΐοη υροη ϋιε ΐηδίπιοϋοη ογ ϋιε 3ρρΓον3ΐ οΓ ίΗε 
δεηϋοε, οΓ ϋιε (ΙοηοεδδΐοηΒίΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1 ΨοτΗδ, δΗηΙΙ Ηε ο3ΐουΐ3ίεϋ οη ϋιε 
Ηηδΐδ οΓ ϋιε Ρ3Γ3ΐ1ε1 ΨοίΗδ Ρποε ϋδί (Αηηεχ 4), τεϋυοεϋ Ηγ ϋιε ιεϋυοίΐση οΓ 
ρ3Γ3§Γ3ρΗ 6.3.4 οΓϋιΐδ Βτίΐοΐε. 

Ιη 03δε οΓ οοηδίτυοίΐοη οΓ ννοτίίδ Γογ ννΗΐοΗ ηο υηΐϊ ριΐοεδ εχίδί ΐη ϋιε 
Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοΓΐ<5 Ρποε Εΐδί, ηενν υηΐί ρποεδ \νΐ11 Ηε ϋτ3\νη ΐη 3θ0θΓϋ3ηεε ννΐϋι 
ίΗε ρΓονΐδΐοηδ οΓ ΒΠΐοΙε 43 οΓ ϋιε ΡΓΟδΐϋεηίΪΒΐ ΡοοΓοε 609/85, 35 ΐη ΓοΓοε 
ίοϋ3γ. 

ΤΗε 3Ηονε υηΐί ρποεδ οΓ ίΗε Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοί1<5 Ρτΐοε Εΐδί, ννΐΐΐ Ηε τεϋυοεϋ Ηγ 
ίΗε ϋΐδοουηί πιεηίΐοηεϋ ΐη 3τΐΐο1ε 6.3 .4 ΗεΓεΐη 3ηϋ ΐηοΓΟΒδεϋ Ηγ 3 ρ^τοεηίΒβε 
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εςιιοί ΐο 18%, ΓερΓεδεηήηβ Ιήε ονεΓήεΕί! εχρεηδεδ επ<3 Ιήε ρΓοίίι οί ΐήο 
οοπϊγεοϊογ (Ο.Ε. + Ο.Ρ.), υηΐοδδ οΐήεηνΐδο άείιηεά ήεΓεΐη. 

6.3.3 ΤΗε οοδΐ οί ίήε Ρ&τ&ΠεΙ ν/οήΐδ ιιρ ίο Ιήε Ετηουηΐ οί ΐεη 1»ΐΙ1ίοη 
(10,000,000,000) ϋΚδ. ΐη 16/08/1993 ρποεδ, εδΟΕίΕΐεά ΐη ρΕτΐδ υροη 
ρΒγτηεηί, ίη ηοοοπίΒηοε \νΐΐή ιήε ΕδοηΐΒήοη Οοείϊϊοΐεηΐ άείϊηεά ΐη 
ρΒΤΒ^ΓΒρή 6.5.2 ήεΓεΐη, δήαΐΐ 5ε ΙϊΟΓηε 5γ Ιήε ΟοηοεδδΐοηηΪΓε. ΤΙιε Βήονε 
οοδί τείεΓδ Εδ πιυοή Ιο ίήε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε Ρ&γεΙΙεΙ ν/οΓίνδ Εδ Ιο ιήε δεΓνΐοε 
ν/οήίδ, ιήε ΑτοήΒεοΙοβΐοΒΐ \νοήίδ Βηά Ιήε δίΕΐε ΡΕΓΕίΙεΙ ν/οήίδ Βηά ΐηοΐυάεδ 
Ιήε Γεδρεεϋϊνε ονεΓήεηΐ! εχρεηδεδ Εηή οοηίτΕοΐΟΓ’δ ρΓοίίΐ Εδ χνεΐΐ Εδ ιήε 
εοοηοπήο πΐΕΐΐΕ§επιεηΙ οί Ιήε δίΕΐε ΡεγεΙΙοΙ V/ ογ^β . Τήε οοδΐ οί ιήε ΡεγεΙΙοΙ 
ν/οήίδ εχοεε(ϋη§ Ιήε ηήονε ΕΐηουηΙ, δΙίΕΠ 5ε 5οπιε 5γ ιήε Οτεεή δίΕΐε. ΤΙιε 
δίΕΐε, ννΐΐή ε 5ΐά£ϋηί* ρΐΌοεάιιτε εικ! ΐη Βοοοπίηηοε ννΐιή ιήε ΙεοϊδίΕΐΐοη ρεΓ 
ρυήΐΐο ννοήίδ, πίΕγ Εδδΐ§η Ιήε εχεουήοη οί ΡητΕΠεΙ \νοήίδ εχοεεήΐη§ ιήε 
οοδί οί ιήε Βήονε Βΐηουηΐ οί 10 ήΐΐΐΐοη άτΕοήτηΒδ ίο ΕηοΐήεΓ οοπϊγεοϊογ. 

ΤΙιε υηΐί ρποεδ οί Ιήε ΡΕΓΕίΙεΙ ν/οήίδ Ρποε Εϊδΐ, τείεΓ ίο 16/08/1993 ρποεδ 
Εηή Ετε δυή)εοΐ ίο Ιήε 1ε§Εΐ εεοΕίΕίΐοη οί ρποεδ, ΐη ΕοοοπίΒηοε ννΐιή ιίιε 
οιητεηΐ ΙεαΐδίΕίΐοη ρτονΐδΐοηδ ν/ΐηΐοΐι ννεΓε ΐη ίοΓοε οη Ιήε άΕΐε οί Ιήε ΐεηήεΓ 
οί ιίιε ΡΐΌ)εοί (16/08/93). ΤΙιεδε ρποεδ Ετε ηοΐ ΐηοίηδΐνε οί νΕίυε Αάάεά 
Τεχ (νΑΤ), ν/ήΐοή δίΐΕΠ 5ε εηίΪΓεΙγ ήοπιε 5γ Ιήε Οτεεή δίΕΐε. 

6.3.4 Τήε ΟοηοεδδΐοηΕίΓε δήΒΐΙ ρΓερητε ρΓονΐδΐοηΕΐ δΐΕΐεπιεηίδ οί Εοοουηΐ ίον Ιήε 
ΡεγεΙΙοΙ ν/οίΐίδ, ΐη ήπιε ϊηΐεΓνΕΐδ οί ηοΐ Ιεδδ ι5επ οηε πιοηΐή. 

Τήεδε δΐΕΐεπιεηίδ οί Εοοουηΐ ίοτ ίήε ρΕΓΐ οοηοεηηίη§ Ιήε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε 
ΡΕΓΕίΙεΙ ν/οήίδ, δίΐΕΐΙ 5ε 5Εδε(1 οη ί5ε πιεΕδίίΓεπιεηΐδ οί ΐ5ε \νοήίδ εχεουΐεή 
αρ ΐο ί5ε άΕΐε ίήε δΐΕΐειηεηΐ οί Εοοουηΐ \νΕδ άτΕ\νη υρ. Τ5ε πιεΕδυτεπιεηΐδ 
Ετε άΓΕ·ννη υρ 5γ ΐ5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε, οήεοήεά 5γ ΐ5ε Ιηάερεηάεηΐ Εη§ΐηεεΓ 
Εηά ΕρρΓονεά 5γ ί5ε δεΓνΐοε. Ρογ 15ε ΟΕίουΐΕϋοη οί ίήε οοδΐ \νήΐοή 
οοΓτεδροηάδ ΐο ΐ5ε ηιεΒδυτεά ςυΕηήήεδ οί ί5ε ΟοηοεδδΐοηΒπε ΡεγεΙΙοΙ 
ν/οήίδ, ΐ5ε οοΓτεδροη(ϋη§ οοπϊγεοΠιεΙ υηΐί ρποεδ 55ε11 5ε υδεά, ΐ.ε. 15ε 
ρποεδ οί ίήε ΡεγεΙΙοΙ Ψοήίδ ϋεδϊ^η Ρποε ϋδί, άεοΓεΕδεά 5γ ίήε άΐδοουηΐ 
ροΓοεηΐΕ§ε, ογ ίήε υηΐί ρποεδ οί ηενν ννοήίδ \νήΐοή \νεΓε Ε§τεεά, ΐη 
ΕοοοΐάΕηοε \νΐιή ίήε ρΓονΐδΐοηδ οί Ετήοίο 6.3.2. 

Τ5ο Ε5ονε άΐδοουηί ρεΓοεηΐΕ§ε Επιουηΐδ ΐο 5% οί ίήε ρποεδ οί ίήε ΡΕΓΕίΙεΙ 
ν/οΓίίδ Οοδί§η Ρποε Ιΐδζ ίοΓ Ιήε ΟοηοεδδΐοηΕΪτο ΡΕΓΕίΙεΙ ν/οήίδ ΓιηΕηοεό 5γ 
ίήε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε, (ΐ.ε. ίήε ΡΕΓΕίΙεΙ \νοήίδ υρ ΐο ίήε αιηουηΐ οί ΐεη (10) 
5ΐ11ΐοη ϋΓΕοΗπίΕδ, ϊη 16-8-1993 ρποεδ, εδΟΕίΕΐείΐ ΐη ρΕτίδ υροη ρΕγτηεηΐ, 5γ 
ίήε ΕδΟΕίΕήοη ΟοείΕΐοΐεηΙ οί Ετήοίε 6.5.2 ήεΓεΐη). Ρογ Ιήε ΟοηοεδδΐοηΕίτε 
ΡΕΓΕίΙεΙ \νοΓΐίδ ν/ήΐοή δήηΐΐ 5ε ΓιηΕηοεά 5γ ίήε δίΕΐε ΕίιεΓ ιήε Ε5ονε Εηιουηί 
λνΐΐΐ ήΕνε 5εεη εχήΕυδΐεή, ιήε (ϋδοουηΐ ροΓθεηίΕ§ε Επιουηΐδ ΐο 10% οί ίήε 
ρποεδ οί ίήε ΡΕΓΕίΙεΙ \νοή<δ ϋεδΐβη Ρποε Ηδΐ ογ Ιο ε 5ΐ§5εΓ ίϋδοουηΐ 
ρεΓοεηΐΕ§ε ρΓονΐάεά ι5εΙ ίήε δίΕΐε Εηό Ιήε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε Εετεε οη δυοή. 
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Τ5εδε δίΕίειηεηΐδ οί Εοεοαηί ε5ε 11 5ε ΕρρΓονεά 5γ ι5ε δεηαεε Εηά 35ε11 
5εεοιηε ρ3γ351ε 5γ 15ε δίΕίε Ιο ί5ε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε, ννΗεη ι5ε 3§§Γε§3ίε 
ν&ΐυε οί ί5ε λνοΗ<5 ΐηε1ικϋη§ ονετίιεαά εχρεηδεδ αηά ΐΗε ρΓοίΐί οί ι5ε 
εοηίτΕοίοΓ αηά ί5ε εδΟΕίΕίΐοη, εχεεεάδ ί5ε αιηοιιηΐ οί ίεη 5ΐ11ΐοη 
(10,000,000,000) ϋΓδ. ΐη 16/08/1993 ρπεεδ, εδΟΗίαΐεά ΐη ραιΐδ ιιροη 
ρΕγιηεηί, 1>γ ι5ε ΕδεαίΕίΐοη Οοεβϊεΐεηί οί Ετίΐοίε 6.5.2 ΗεΓεΐη, &ηά οηΐγ ίοΓ 
ί5ε 3ΐηοιιηί ΐη εχεεδδ. ΤΙιε (ΖοηεεδδΐοηΕΐτε ΐδ εηώΐεςΐ ίο εδοαίπηοη οί 15ε 
ΡεγεΙΙοΙ \νοΓΐίδ 3οεοΓάΐη§ ίο ώε αβονε, ίοΓ Λε ινοΗίδ εχεειιίείΐ ΐη εχεεδδ οί 
ί5ε 35ονε Εΐηουηί οί ίεη 5ΐ11ΐοη (10,000,000,000) Ωγε. 

ΤΙιε νΑΤ εοιτε5ροη<1ϊη8 Ιο Ιίιε ίοίαΐ εοδί οί ώε Ραταΐΐεΐ ΨοίΙίδ ΐδ 5οπιε 5γ 
ώε Οίεείί δίΕίε 3η(1 ρΕίά ίο ώε Οοηεεδδΐοηβΐτε ιιροη &ρρίον&1 οί ίΗε 
δίαίεπιεηίδ οί Εοεουηί. Κ.ε§3Γ(ϋη§ Γείεηίΐοη οη 15ε δΐΕίειηεηΐδ οί αεεοιιηί, ώε 
ρΓονΐδΐοηδ οί ρβτ. 3 οί 3Πΐε1ε 27 οί Ρϋ 609/85 εΗεΙΙ 5ε 3ρρΙΐε&51ε. Τ5εδε 
Γεϋεηίΐοηδ 35 ε 11 ΕρρΙγ ίο ώε ρ&τί οί ώε εοδί οί ώε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ΡΕΓΕίΙεΙ 
\νοΓΐ<5 εχεεε<ϋη§ ώε Εΐηουηί οί ίεη 5ΐ1Ιΐοη (10,000,000,000) ϋΓδ ΐη 16-8-93 
ρποεδ, εδεαίΕίεά ΐη ρΕΓΐδ ιιροη ρΕγιηεηί, 5γ ί5ε ΕδΟΕίΕίΐοη (Γοείίιοΐεηΐ οί 
3Γίΐε1ε 6.5.2 ΗεΓεΐη. 

6.4 Οοπίπ5υίΐοη 

6.4.1 Τ5ε (Ζοηίτώιιΐΐοη οη ί5ε Οτεείί 5ίαίε ΐη ί5ε εοδί οί ώε ννοΛδ ρΐΌνΐάεά Γογ 
5ν Ετίΐοίε 3.1.3.1 (&), ΐδ άεβηεά 3δ ίο11ον/5 : 

Ογ3ο5πι& 5 Ροπγ 5ΐ11ΐοη (40) 

Ειιτορεαη (Γαιτεηογ υηΐίδ (ΕΟΙΙ) ΖεΓΟ (0) 

Τίιε 35ονε ΕπιοιιηΙδ τείεΓ ίο 01/01/93 ρπεεδ Εηά 3τε δΐι5)εεί ίο εδεαίαΐΐοη ΐη 
ΕεεοπίΕηοε \νΐώ ώε ΕδεΕίΕίΐοη (ΓοείίϊεΐεηΙ οί 3τίΐε1ε 6.5 ΗεΓεΐη, ιιροη ώε 
άαίε οί ώεΐτ ρ3γιηεηΐ. 

Τ5ε δυιη οί ί5ε 35ονε Επιοιιηίδ ΐδ εφΐ3ΐ ίο ίοΛγ 5ΐ11ΐοη (40,000,000,000) 
ϋΓδ ΐη 1-1-93 ρπεεδ. 

6.4.2 Τ5ε (Γοηίτώιιίΐοη δ53ΐ1 5ε ραί<1 ίο ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ΐη ρβτίδ ννΐώ ί5ε 
οεειιττεηεε οί ί5ε “Κεγ Ενεηίδ” οη ί5ε 53δΐδ οί Αηηεχ 5 Εηιΐΐη ΕεεοπίΕηοε 
\νΐί5 .Αηηεχ 3 3δ ιιράΕίεά ηροη Ρΐη3ηεΐ3ΐ 01οδΐη§. 

Τ5ε εχ3οί ρΐΌ§Γ3ΐηπιε οί ρΕγιηεηί οί ί5ε (Γοηΐπ5ιιΐΐοη οί ι5ε Οίεείί δίΕίε 
\νΐ11 5ε άείΐηεά 31 ί5ε δΐβηαίυτε οί ϋιε Ρϊη3ηεΪ3ΐ Α^τεεπιεηΐδ. Ρογ ώΐδ 
ρ3γπιεηζ \νΐ11 5ε ίαΚεη ΐη εοηδώεΓΕϊίοη Λε ηεεεδδΐίγ οί πιο5ΐ1Ϊ33ΐΐοη οί ώε 
ίοίαΐΐίγ οί Γιη3ηεΪ3ΐ δουτεεδ (Οοηίτώιιίΐοη οί ίΐιε Οτεείί δίΕίε, Εςιιΐίγ οί ί5ε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪτε, Ι,ΟΕη ΟΕρίίΕΐδ), νώΐοΗ 3τε ηεεεδδβτγ ίοΓ ίΗε εοπιρίεΐΐοη οί 
ίΗε ρΓο)εεί ΐη 3εεοπΐ3ηοε 3ΐδθ \νΐώ ί5ε τεδίιΐΐ οί ί5ε ηε§οίΪΕίΐοηδ 5είλνεεη 
ί5ε ΟΓεεΙί δΐ3ίε, ι5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε 3η<1 ί5ε Ρΐη3ηεΐ3ΐ θΓ§ 3 ηΐδ 3 ϋΐοηδ νν5ΐε5 
ννϋΐ ρ3Πϊοΐρ3ΐε ΐη ί5ε ίΐηΕηοΐη§ οί ί5ε ρΓο)εεί. Τ5ε ρπ)§Γ 3 ΐηιηε οί ί5ε 
ρΕγτηεηίδ οί ι5ε Οοηίπ5αίΐοη οί ίΚε ΟΓεεΙι δί3ίε \νΐ11 5ε ΐηεΐιιάεά ΐη 3 
τεΙενΕηί Γιη3ηεΪ3ΐ 3§τεεπιεηΙ. Ιί ΐδ εΐΕπΓιεά ιΚει ε Κεγ Ενεηί δΐιβίΐ 5ε 
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οοη5ί<ίεΓεί1 Ηηνΐηβ οοουιτειΐ υροη ίΗε ίδδυε Ηγ ίΗε Ιικίερεηάεηΐ ΕηβΐηεεΓ οί 
ΐΗε Γείενβηΐ 1ηίειτηε(ϋαίε ΟεΐτΐΓιοβίε εεπΐίγίηβ (Ηε <ΐ3ΐε οί οοουιτεηεε οί ιΗε 
Κεγ Ενεηΐ ίυτΐΗεΓ ίο ίΐιε ΓοΐΕίΐνε Ερρίίεαίϊοη οί ιΗε (ΖοηεεδδίοηΕίΓε. Ιη 03 δε 
Λε δεηΐοε (1Ϊ53§τεε5 ννΐίΗ ίΗε ίδδυε οί δυοΗ ΙπίεπτιεΠίαίε Οεπΐίιεαίε, ίι δΗβΙΙ 
Εάίΐτεδδ ίο ίΐιε (ΖοηεεδδΐοηΕΪΓε 3ΐκ1 ίο ίΗε Ιηάερεικίεηί Εη§ίηεεΓ 3 
ηοίίίκαΐίοη Ηγ ννΗίοΗ ίι εχρίΕΪηδ ίΗε τεΕδοηδ Γογ \νΗίοΗ, ίο ίίδ ορίηϊοη ιΗε 
Κεγ Ενεηί Ηε3 ηοί οοευττεά. ΤΗε δεπνΐοε 5Ηε11 Ε^άτεδδ ίΗε ΕΗονε 
ηοΐϊΓιεΕΙίοη ννΐίΗϊη ίεη (10) (Πιγδ Γγοπι ίΗε τεοείρί οί Ιίιε ΟοηοεδδϊοηβίΓε 
τεςυεδί. 

Ιί ιΗε Ιηάερεηίΐεηΐ ΕηβίηεεΓ 3§τεεδ ιΗει ε Κεγ Ενεηι Ηαδ Ηεεη βοΠίενεά, Ιηαί 
Λε δεηΐεε όίδΕβτεεδ \νίίΗ ίΗε ορίηϊοη οί ίΗε Ιικίερεικίεηΐ ΕηςίηεεΓ, ιΗε 
Ιηόερεηίΐεηί ΕηβΐηεεΓ δΗαΙΙ ίδδΐιε (Ηε τεΙενΕΠί ΙηίεπτηεάΪΕίε ΟεΠίίιεΕίε, 
ννΐίΗϊη Γιίίεεη (15) άΕγ5 ίτοπι ίΗε Ηπιε οί Γεεείρί οί ίΗε ΟοηεεδδϊοηΕΐτε’δ 
τεςυεδΐ επγΙ ίΗε 5ί3ίε δΗΕΐΙ ρβγ ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ίΗε Γείενηηί ροπϊοη οί 
ίΗε (ΓοηίηΗυίΐοη, εδΟΕίΕΐεά υρ ίο ίΗο ΠΕίε οί ίδδΐιε οί ιΗε Γεδρεοίϊνε 
ΙηίεπηείΙΪΕίε ΟεπίίιεΕίε. 1η 0 Ε$ε Ιίιε δετνΐεε «ΗδΕρτεεδ \νί(Η ίΗε ίδδυε οί ίΗε 
ΕΗονε πιεηίϊοηε(1 ΙηίεπηεάΐΕίε Οειίίίΐεαίε, ίΗε <1ΐ5ρπΐε δΗαΙΙ Ηε τεδοίνεϋ ΐη 
ΕεεοΓίΐΕηεε ννΐίΗ ΕΓίιοΙεδ 38 ειηΙ 39 ΗεΓεϊη, 

Ιη 03δε ιίιε ΙηάερεηΗεηί Εηβϊηεεί Ηοεδ ηοί 3£τεε ιΗεΙ ε Κεν Ενεηί Ηεβ 
οεειπτεά, ΐί 5 Ηε 11 ηοήίγ ίίδ ορίηϊοη Ιο ίΗε 5εΓνΐεε αηό ίο ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε 
επ<3 5 Η 3 ΙΙ δρεεΐίν ίΗε ιεΕδοηδ )ιΐδΐΐίγϊη§ ίίδ ορίηϊοη ννΐίΗϊη Ιεη (10) ώιγδ Ηόπι 
ίΗε (ΐΕίε οί Γεοεϊρΐ οί ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΪτε’δ Γεςυεδί. 

ΤΗε (ΤοηεεδδίοηΕΪτε ίδ εηίϊίΐεεί ίο Γε-δυΗτηίί ίίδ τεςαεδί ίοΓ ίΗε ίδδΐιε οί ιΗε 
Ιηίεπηε<Παίε ΟεπίΓιοΕίε, υροη οεοιιττεηεε οί ίΗε δηίοΐ Κεγ Ενεηί. 

Ιί ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίτε (ϋδα^τεεδ ννΐίΗ ίΗε ορίηϊοη οί ίΗε ΙηάερεηΗεηί 
Εη§ίηεεΓ, ιΗεη ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε πίΕγ εοηδίάετ ίΗε πίΕΐίεΓ Εδ ε «Πδρυίε, 
\νΗϊοΗ ννίΐΐ Ηε τεδοίνεά ίη ΕοεοΓ^Εηοε ννΐίΗ ΕΓίιοΙεδ 38 ογ/ηγι<3 39 ΗεΓεϊη. 

Ιί ίΗε ΙηΗερεηάεηϊ Εη§ϊηεετ ίΕΪΙδ ίο Γορίγ ννΐίΗϊη ίΗε ΕΗονε-Γηεηίίοηεά 
Γιίίεεη (15) άηγ ρεηοά, ΐη Εηγ οί ίΗε ΕΗονε Γηεηίίοηειΐ εΕδεδ, ίΗε 
Ιηίεπηεείίαίε ΟεΠίίίοΕίε δΗΕΐΙ Ηε ΠεειπεΗ ίο Ηε ίδδυεά Ηγ πιεαηδ οί ε Ιε^ηΐ 
ρΓεδιηηρίίοη. 

Ιη εΕεΗ ΟΕδε, ίΗε 1ηίειτηε<ϋ3ΐε ΟεπίΓιοΕίε βΗεΙΙ Ηε ίδδυεά υροη ίΗε εοΙιιεΙ 
οεουιτεπεε οί ιίιε εοιτεδροη(1ίη§ Κεγ Ενεηί 3η<1 ηοί ει ιΗε ίίπιε ιΗει 
οεευιτεηοε οί δυοΗ Κεν Ενεηί Ηε 5 Ηεεη ρΓονί(1ε(1 ίοΓ Ηγ ιίιε Οοηδίηιείίοη 
Τίπιε-$εΗε(1υ1ε. Ιη εΕδε ίΗε εοΙπεΙ οοοιητεηεε οί αηγ Κεν Ενεηί οοουτδ ΕίίεΓ 
ίΗε ΐΠηε ρΓονί(1ε(1 ίοΓ ίΗε οοουιτεηοε οί δίκΗ Κεν Ενεηί Ηγ ίΗε (Γοηδίτυείίοη 
Τΰηε-δεΗείΙυΙε, ΕρρΓονεΗ Γγογπ ίίπιε ίο Ηπιε, ίοΓ τεηδοηδ Ηυε ίο ίΗε 
(ΓοηοεδδίοηΕΪΓε’δ ίΕυΙί, ίΗε εδΟΕίΕίϊοη οί ίΗε εοιτεδροη<Πη§ ρΕΓϊδ οί ίΗε 
ΟοηΐτϊΗυΐίοη, Εδ ΗείιηεΗ ίη Αηηεχ 4. 5 ΗεΙ! Ηε ΟΕίαιίΕΐεΗ οη (Ηε ΗΕδίδ οί ίΗε 
εοΓηρΙείϊοη ίίπιε ρΓονΐίΙεΗ Γογ Ην (Ηε Οοηδίτυείίοπ Τίηιε-$ςΗε(1υΙε. 
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Ιί Βηγ Ιηίεπηε4Βΐε ΟεΓΐΐίϊο&ίε ΙΐΒδ Ηεεη ίδδυείΐ άυηηβ 4ε εουτδε οί ε 
03ΐεη(1ατ πτοηίΗ, 4ε ρΒγτηεηί οί 4ε εοιτε5ροη4η§ ροιΤίοη οί 4ε 
ΟοηΐηΗυίίοη 5 Ηε 11 Ιηΐίε ρΐ&οε ΗείοΓε 4ε εηά οί δυΗ)εοί εαΙεηίΐΕΓ ιτιοη4 Εηά 
ίη αηγ εΒδε ηο ΙηίοΓ 43η ίεη (10) άΒγ5 ΕίίεΓ 4ε άΒίε οί δυΗιηίδδίοη οί 4ε 
Ερρίϊεαίϊοη ίοΓ ρεγϊϊεΙ ρΒγτηεηί Ιο 4ε 5εΓνΐεε. 

Ρο11ο\νίη§ 4ε ίδδυε οί 4ε ΙηίοπηεάΪΕίε ΟεΠίΓιοβίε, 4ε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε δΗαΙΙ 
<ΐΓ3\ν υρ 3η αρρΙίοΒΐϊοη ίοΓ ραΠιαΙ ρΕγιηεηΙ \νΗ4Η \νί11 4ο1υάε 4ε Γε1εν3ηί 
ροΓίϊοη οί 4ε ΟοηϋτϊΗυϋοη ίοΓ ν/ΗίεΗ 4ε Ιηίεππεάϊαίε ΓεΓΐϊίίεΕίε Ηε 5 Ηεεη 
ίδδυεά, ίη ΕεεοπίΕΐκε \νϊ4 Αηηεχ 5. 

6.4.3 ΤΙιε ΕρρΙϊοΕίΐοηδ ίοΓ ροτΐίαΐ ρΕγιηεηΙ οί 4ε ΟοηίτίΗυίΐοη \νί11Ηε 0Γ3\νη ηρ ίη 
δυεΗ α \ν3γ 35 ίο 5ερ3Γ3ϋε ίη ϋν/ο άΐίίεΓεηί οοΐυπιηδ 4ε νηΐυε οί εηοΗ 
ρΕγτηεηί ίη ΟΓΕοΗτηΕδ 3ηο1 ΕΟυ, Εηά 5 Ηε 11 δΗο\ν 4ε 3§§τε§3ΐε ρ3Π οί 4ε 
(ΓοηίηΗυίΐοη \νΗ4Η Η35 Ηεεη ρΕΪ(1 ίο εΐαίε ίη ρπεεδ 1.1.1993. 

ΤΗε Οοηοε55ίοη3ΐτε 5ΗαΙ1 Ηε ραΐίΐ ίη ΟΓΕεΗιηΕδ, Εην ρ3τϋ οί 4ε ΟοηΐτίΗυίίοη 
εχρΓεδδεοΙ ίη Ε(3υ, 3ί 4ε ίΐχ4§ Γ3ίε ϋΓΕοΗτηΒ/ΕίΤυ ηυοίεά Ηγ 4ε ΒεπΗ οί 
ΟΓεεεε υροη 4ε άΕίε οί ρΒγτηεηί οί 5ΐκ4 ρΕΓί. 

ΤΗε ρατί οί 4ε (ΓοηΐηΗυίίοη, ννΗίοΗ ίδ εχρτεδδεά ίη ΕΟΙΙ, βΗεΙΙ Ηε ραίϋ. ίη 
4ε Γο11ον/4§ πτ,αηηεΓ: 

Ρίτδζ δΐκ4 Ετηουηί εχρΓεδδεά ίη ΕΟϋ δΗαΙΙ Ηε οοηνεΓΐεά ίη ΟΓΕεΗιηΕδ 
(“ΑπιοιιηΙ Α”), 3ί 4ε Γ3ίε ΟΓαοΙιπιαδ/ΕΟυ ςηοίεά ίη 4ε οίίιείαΐ Γιχ4§ 
Ηυ11εί4 οί 4ε Βαηΐί οί ΟΓεεεε υροη 4ε άαιε οί δυΗττιίδδίοη οί 4ε ΓείΕΐεά 
3ρρΙίθ3ϋίοη Γογ ρατΐίαΐ ραγηιεηί. 

Ιί 4εΓε ίδ 3 4ίίεΓεηεε Ηείννεεη 4ε Αιηουηί Α 3ηά 4ε 53ΐηε ρατί οί 4ε 
ΟοηϊηΗυϋίοη εχρΓεδδεά ίη ΕΟυ Εηά εοηνεΠεά ίη ΟγεοΗιπ 35 3ί 4ε Γιχίη§ 
Γ3ίε ςυοίε<1 Ηγ 4ε Βυηΐί οί ΟΓεεεε υροη 4ε (Ιαίε οί ρ3γτηεηί οί Αιηουηί Α, 
4ε 5ίΒίε 5 Ηε 1Ι ραγ δυεΗ άίίΤεΓεηοε ίο 4ε ΟοηεεδδίοηΕίτε, ογ νίεε νεΓδΕ, 4ε 
ΟοηεεδδίοηΕΪΓε δΗυΙΙ ρ3γ δυεΗ οϋίϊεΓεηοε ίο 4ε 5ί3ίε, ίί δυεΗ 4ίίεΓεηεε ίδ ίο 
4ε ΟοηεεδδίοηΕίΓε Ηεηείϊί \νί44 οηε πιοη4 ίτοπι 4ε άυίε οί ρΕγτηεηί. 

ΤΗε Επτουηίδ οί 4ε ΕΗονε ΕρρΙίοΕίίοηδ ίοΓ ρΒΓΤίαΙ ρΕγιηεηί ννΗίοΗ 3 τε 
ρΕγΕΗΙε είΐΗεΓ 4 ϋΓΕοΗπίΕδ ογ ΕΟυ, Ετε ηοί δυΗ)εεί ίο Γείεηίϊοη. 

6.5 Εδεαίαΐΐοη ΟοεΓΠαβηίδ 

ΤΗε ΟΕίευίΕίΐοη οί 4ε εδΟΒίαίϊοη Γογ 4ε Ιυιηρ δΐιτη ρποε οί 4ε Μεϊπ ν/οΓΠδ 
ρπεεδ, ννίΐΐ Ηε άοηε ίη ΒοεοτάΒηοε \νί4 4ε ίεπηδ δει ουί ΗεΓείη. 

ΤΗε Επτουηίδ ΓείεΓτεοΙ ίο 4 4ε ΟοηΐΓΒεί Εηά \νΗίεΗ δΗηΙΙ Ηε εδοαί&ίεά 
ρυτδυΕηί ίο 4ε ΟοηίτΕεί, 5Ηε 11 Ηε οδεΕίΕίεά 4 4ε Γο11ο\νίη§ ηι&ηηεΓ: 

Γ 

6.5.1 Αιηουηίδ εχρτεδδεά 4 ΕΟυ (ΕυτορεΕη Ουττεηεγ ΙΙηίΐ). 
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3. ΤΗε εδοηίΕίίοη ρεπού Ϊ5 ύείίηεύ 35 γεατίγ, Ηείννεεη ίΗε Ιδί Ι 3 ηνΐ 3 τγ 
3ΐκ1 3 Ιδί ΟεοειηΗεΓ οί εβοΗ οηίεηύβτ γεητ. 

Πιε ΐ35ί ε$θ3ΐ3ίΐοη ρεπού δΗηΙΙ 6ε ίΗε ώηε ίηίει-νηΐ Ηείννεεη ίΗε Ιδί 
Ιηηιιητγ οί ίΐιε γεβτ ΐη ννΗϊοΗ ίΗε Ψογ1<5 Οοπιρίείϊοη 0εΓΐϊΓΐ03ίε 
(ννΟΟ) \ναδ ϊδδιιείΐ 3ηύ εΐίΗεΓ ίΗε εη(1 οί ίΗε πιοηΐΗ ρΓεοεύεηί ίο ίΗε 
πιοηΐΐι ίη ννΗϊοΗ δυοΗ \ν(Χ ννηδ ίδδυεύ, ίί ίΗίδ οοουίδ ΗείοΓε ιΗε 15ί1ι 
οί ίΗε ιηοηΐΐι ογ ίΐιε εηύ οί ίΗε πιοηΐΐι ϊη ννΗϊοΗ ΐίιε \ν(Χ ί$ Ϊ 55 υε<±, ίί 
ίΐιϊδ οοοατδ ηίίεΓ ίΗε 15ίΗ οί ίΗε 53Ϊύ πιοηίΐι. 

&· Εχοερί ίοΓ ίΗε 1 ε 51 εδοαίβηοη ρεπού, ίΐιε Εδοαίηίίοη (ΓοείΓιοίεηί ίοΓ 
ΕΟυ εΙιεΙΙ 6ε ίΗε ίο11οινΐη§: 

Ρογ ίΗε εδθ3ΐ3ίΐοη ρεπού η: 

Οη = (ΑπίΗιηεΐϊο 3νεΓ3§ε οί ίΗε ν3ΐυεδ οί ίΗε Ιηύεχ I ύιιπη§ ίΗε 
εδεαΐ3ΐΐοη ρεπού η) / Ιο 

Ρογ ίΗε ΐ3δί εδΟΕίηίίοη ρεπού, ίΗε ΕδοηΙαίίοη (ΖοείΓιοίεηί Γογ ΕΟυ 5 Ι 13 ΙΙ 
Ηε ίΗε ίο11ο\νίη§: 

0ΐ3δί = (ΑπίΗπιοΐΐο ηνεπίβε οί ίΗε νηΐυεδ οί ίΗε Ιηύεχ I ύαηη§ ίΗε ΐ 3 δί 
εδθ3ΐ3ίίοη ρεπού) / Ιο 

Ηεΐη§ ιιηύεΓδίοού ίΗηί ίΗε Ιηύεχεδ I 3ΐκ1 Ιο 3τε ύείίηεύ 35 ίοΙΙον /5 : 

I = Νηίίοηηΐ ΟοηδυπιεΓ Ρποε Ιηύίοεδ (ΕΙίΚ. 15) ςυοίεύ οίϊΐοίηΐΐγ Ηγ 
ίΗε οοπιρείεηΐ ΕΐιίΗοπίΐεδ οί ίΗε Ευ 3ηύ ρυΗΙίδΗεύ ίη ΕυΚ,ΟδΤΑΤ 3 ηύ 
Ιο ίδ ίΗε Ν3ίίοη3ΐ (ΤοηδίιιηεΓ Ρποε Ιηύεχ οί ίΗε 1-1-93. 

Ρογ οΐ3πίιθ3ίϊοη ριιτροδεδ, δοπιε ιηύεχεδ ητε ΗεΓεηίΐεΓ πιεηίίοηεύ: 

1= 100 ίη 1985 

Ιο = 137.30 οη ,ΐ3ηιΐ3Γγ* Ιδί, 1993 
I = 153.40 οη ΟεοεπιΗεΓ 31, 1996 

ο. Εδοβίαΐΐοη 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρΓονίδϊοηηΙΙγ τηηύε Ηγ πηιΐίίρίγίηβ ίΗε ηπιοιιηι ίο 
Ηε εδοηΐηίεύ Ηγ ίΗε ΕδΟΕίαίϊοη ΟοείΓιοίεηΐ, ννΙιίοΗ ίδ 1351 Ιαιοννη. Αδ 
5°οη 35 ίΗε βρρΙΐοηΗΙε Εδθ3ΐ3ίίοη Οοείίιοίεηΐ δΗηΙΙ Ηεοοπιε Ιαιοννη, ίΗε 
3ύ)ΐΐδίιηεηΐ δΗηΙΙ Ηε ιτΐ3ύε ίοΓ ίΗεδε Ετηουηϊδ, ννΗίοΗ ννΗείε εδ 03 ΐ 3 ίεύ 
ρΓονίδΐοηοΠγ. 


ύ· Εδ03ΐ3ίίοη 5 Η 3 ΙΙ Ηε ρβίύ ίο ίΗε (ΤοηοεδδίοηηΐΓε ίη ύτ 3 οΗπΐ 35 ίο11ο\νίη§ 
ίΗε ρΓοοεύυτε ύείίηεύ ΐη 3Πΐο1ε 6.4.3. ίη τεΐΕίίοη ίο ίΗε οοηνείδίοη οί 
ΕΟυ’δ ίη οίΗεΓ οιητεηογ, ννΗϊοΗ Γειηηίηδ ίΗε (ΙοηοοδδίοπβίΓε’δ 03 τε Εηύ 
ΓεδροηδίΗϊΗίγ. 
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6.5.2 ΤΗε ΑιηοαηΙδ εχρΓεδδεά ΐη ϋΓΕοΗπίΕδ δΗαΙΙ Ηε εδΟΕίβίεά Εδ ίοΐΐοννδ: 

3. Πιε εδεαίΕίϊοη ρεποά ΐδ άείίηεά Εδ γεΕτΙγ, ΗεΠνεεη ίΗε Ιδί .ΐΕπαΕτγ 
Εηά 31 δί ϋεοειηΗεΓ οί οεοΗ ΟΕΐεηάΕΓ γεΕτ. 

Η· ΤΙιε εδΟΕίΕίΐοη οί ίΗε ρποεδ οί ίΗε Γιτδί εδΟΕίΕΐϊοη ρειΐοά ΐδ πΐΕ(1ε ννΐίΗ 
ε οοείϊίοΐεηΐ εςαΕί ίο ε άεοΐπίΕΐ ηαιηΗεΓ, οί ννΗΐοΗ ίΗε ΐηίε§εΓ ρΕΓΐ ΐδ 
ίΗε ιιηΐί Εηά ίΗε άεοΐπίΕΐ ρΕΓί ΐδ Ηαΐί ίΐιε ΕηηαΕί ΕνεΓΕ§ε νΕΠΕίΐοη οί ιΗε 
§εηεΓΕΐ οοηδαιηεΓ ρπεε ΐηάεχ οί ίΗε §ΐνεη ρειΐοά Εδ ραΗΙΐδΗεά Ηγ ίΗε 
ΝεΙϊοπεΙ δίΕίΐδίΐο δεινΐοε, εχρΓεδδεά Εδ ε άεοΐπίΕΐ ηαιηΗεΓ. 

ο. Ρογ οεοΗ εδΟΕίΕίΐοη ρειΐοά ΕρΕΓΐ &οπι ίΗε βτδί, ιΗε εδΟΕίΕίΐοη 
οοεΩΐοΐεηΙ ΐδ άείίηεά Εδ ίΗε ρΓοάαοί οί ε ηαιηΗεΓ οί οοείϊΐοΐεηίδ, ίΗε 
ΐηίε§εΓ ρΕΓί οί εΕεΗ Ηεΐη§ ίΗε ιιηΐί Εηά ίΗε άεοΐηίΕΐ ρΕΓί Ηεΐη§ ίΗε ΙοΙεΙ 
ΕηηυΕί ΕνεΓΕ§ε νΕΠΕίΐοη οί ίΗε βεηεΓΕί οοηδυιηεΓ ρποε ΐηάεχ 
ραΗΙΐδΗεά Ηγ ίΗε ΝδδΟ, ίοΓ εΕεΗ οί ίΗε ρΓενΐοαδ εδΟΕίΕίΐοη ρειΐοάδ 
πιαίίΐρΐΐεά Ηγ ίΗε εδΟΕίΕίΐοη οοείΓιείεηί οί ίΗε §ΐνεη ρειΐοά, ννΗΐοΗ ΐδ 
άείίηεά ΐη ίΗε δΕπιε ννΕγ Εδ ΐη ίΗε ΕΗονε δαΗ-ρΕΓΕ§ΓΕρΗ Η. 

<1. ΤΗε λνοιΉδ ΗΕνΐη§ Ηεεη εχεοαίεά &οηι ίΗε εηά οί ίΗε ΐΕδί ίννεΐνε 
ηιοηίΗ εδΟΕίΕίΐοη ρειΐοά ίο ίΗε εηά οί ίΗε οοηδίηιοίΐοη οί ίΗε ΡΓθ]εεί 
(οη ίΗε ΗΕδΐδ οί ίΗε \νοΓΐ<δ Οοπιρίείΐοη ΟεΓίΐίίοΕίε), Ετε εδΟΕίΕίεά ννΐίΗ 
ε οοείίϊοΐεηΐ Εδ ρεΓ ΕΗονε, Ηυί οί \νΗίοΗ ίΗε άεοΐπίΕΐ ρατΐ ΐδ ΗΕΐί ίΗε 
ΕνεΓΕ§ε ΕηηαΕί νΕΠΕίΐοη οί ίΗε §εηεΓΕΐ εοηδίιηιεΓ ρπεε ΐηάεχ οί ίΗε 
ΝδδΟ, ίοΓ ίΗε ρετίο<3 οί ίήηε οί εχεειιίΐοη οί ίΗε ννοΛδ, ννΗεΓεΕδ ίΗε 
ΐΕδί ηιοηίΗ ΐδ ίΗε ηιοηίΗ ρΓεοεάΐη§ ίΗε ν/οΛδ Οοιηρίεΐΐοη ΟεΠίΓιοΕίε, 
ΐί ίΗε ΐΕίΐεΓ ΗΕδ Ηεεη ΐδδαεά ιιρ ίο ίΗε 15 ιΗ οί ίΗε ηιοηίΗ, οίΗεηνΐδε ίΗε 
ηεχί ηιοηίΗ. 

Ρογ ίΗε ρΓονΐδΐοηΕΐ ΟΕίειιίΕίΐοη οί ίΗε εδΟΕίΕίΐοη οί Εηγ ειητεηί 
εδΟΕίΕίΐοη ρεποά, ίοΓ ίΗε οΕΐοαίΕίΐοη οί ίΗε εδΟΕίΕίΐοη οοείΓιοΐεηΐ οί 
ίΗε δΕΪά ρεποά Εδ ρεΓ ΕΗονε, ίΗε ρΓονΐδΐοηΕΐ ΐηάεχ οί ίΗε ρΓενΐοαδ 
εδΟΕίΕίΐοη ρεποά δΗΕΠ Ηε ιΐδεά. 

ε. ΤΗε βηΕΐ εδΟΕίΕίΐοη οί ριΐοεδ οί εΕοΗ εδΟΕίΕίΐοη ρεποά ΐδ ΟΕΐοηίΕίεά 
ΐηυηεάΐΕίεΙγ ΕίίεΓ ίΗε ΐδδηε οί ίΗε ΕνοΓΕ§ε ΕηηαΕί νΕΠΕίΐοη οί ίΗε 
§εηεΓΕΐ οοηδαιηεΓ ρποε ΐηάεχ οί ίΗε δΕΪά ρειΐοά, Ηγ ίΗε ΝεΙϊοπεΙ 
δίΕίΐδίΐο δεηΐοε Εηά ΐδ ρ&ΐά ίο ίΗε (ΓοηοεδδΐοηΕΪτε ΐη ΌΓΕοΗπίΕδ. 

ί. Ρογ ίΗε δΕΠε οί ΐηάΐοΕίΐοη, ΐί ΐδ πιεηΐΐοηεά ιΗεΙ ίΗε ΕνεΓΕ^ε ΕηηαΕί 
νΕΠΕίΐοη οί ίΗε §εηεΓΕΐ οοηδαπιεΓ ρποε ΐηάεχ ραΗΙΐδΗεά Ηγ ίΗε Νδδ 
ίοΓ 1994 ΐδ 10,90% Εηά ίοΓ 1995 8,91%. 

ΤΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε αηάεΓίΕΗεδ ίΗε οΗΙΐ§Είΐοη ίο Ε£τεε ΐη ίΗε Οοηδίηιοίΐοη 
ΟοηίτΕοί ΐί ννΐΐΐ εηίεΓ \νΐίΗ ίΗε Οοηδίηιοίΐοη Ιοΐηί νεηίατε ννΗΐοΗ βΗεΙΙ 
οηάεΓΐΕΗε ίΗε οοηδίταοίΐοη οί ίΗε Ρπο)εοί, ε Ιατηρ δαπι ρποε, ννΗΐοΗ ΟΕηηοί 
Ηε £τεΕίεΓ ϊΗεπ ίΗε δαιη οί ίΗε οοδί οί ίΗε Ιαιηρ δαιη ρποε οί ίίδ οίίεΓ, ΐη 
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01/01/93 ρπεεδ, ρΐυ.5 ί5ε Ε$θ3.ΐ3ϋίοη \ν5ΐε1ι δΗαΙΙ 5ε εαίειιΐβίεά ϊη Εεεοπίαηεε 
ν/ΐιΐι ρ3Γ3£Γ3ρ5$ 6.5.1 <ιη(1 6.5.2 οί ί5ε ρΓΟδεηί 3ΓίΐεΙε. 

6.6 ΡεΓεεηίΗ^β ίοΓ ΟνβΓΗβ3(1 Εχρεηχεδ απά (ΙοηίΓΒΟίοΓ’δ ΡγοΠι 

6.6.1 Ρογ ι5ε Μαΐη ν/οΓΐ<3, ί5ε ρεΓεεηί3§ε εοιτεδροη<ϋη§ ΐο ί5ε ονεΛεαά 
εχρεηδεδ βηά ίΐιε ρΓοίιΙ οί ί5ε (ΤοηδίηιεΙΟΓ (Ο.Ε. 3ηά Ο.Ρ.), ΐδ ΐηείικίεά ίη 
ί5ε Ιητηρ δΐιπι ριΐεε οί ί5ε Μαΐη \\ ; ογ1<5. 

6.6.2 ΊΠιε ρεΓοεηίΕβε ίοΓ ονεΛεαι! εχρεηδεδ 3ηά (ΤοηδίηιείοΓ’δ ρΓοίιΙ ϊη τεδρεεί ίο 
Ιΐιε υηΐί ρπεεδ πιεηΙΐοηε<ί 5ε1ονν (ίο ίΐιε εχεερίίοη οί ί5ε Ιυτηρ δυη ρπεε), 
ί.ε. 

α. ρπεεδ οί ί5ε Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοΓΐ<3 Ρπεε Εΐδί (Αηηεχ 41)) 

1). \νοί!ίδ Λνίπείι ν/ίΐΐ 1)ε ρ3ΐ(ϊ 5γ ιηεαηδ οί 3 ρτοίοεοί οί ιιηΐί ρπεεδ ίοΓ 
ηειν ννοΓίίδ (ΡΙΙΡΝΛν), \ν5ΐε5 \νΐ11 5ε ώ·3\νη ηρ ϊη 3εεθΓ03ηεε ννίίΐι 
ΟΓίΐοΙε 43 οί Ρϋ 609/85, &δ ειητεηίΐγ ίη ίοΓεε βηά ΐδ δβί ίο εΐ§5ίεεη ρεΓ 
εεηί (18%), ίο 5ε Εάάεά οη ί5ε α5ο\'ε υηΐί ρπεεδ. 

6.6.3 Ρογ ί5ε 5επαεε \ΥοΛδ 3ηά Ατο53εο1ο§ΐθ3ΐ Ψοιίίδ, ιΐιε ρεπ:εηί3§ε ιο 
τεηιυηεΓΕίε ί5ε εο-οκϋη3ΐϊοη δεηάεεδ (ονείΐιεαά εχρεηδεδ 3ηά εοηίτΕείΟΓ’δ 
ρίοίΐΐ), ΐδ δεί ίο Γίνε ροΐηί ίουτ ρεΓοεηί (5.4%), ννΐιΐΐε ίοΓ \νοί1<δ Ιΐΐ 3 ί ατε 
ρ3ΐά 5γ άαν Γ3ΐεδ ίο ί5ε Οοηεεδδΐοηοΐτε, ΐί ΐδ δεί ίο εΐ^Ηίεεη ρεΓ εεηί (18%). 

ΤΙιε 3ΐηοηηΐδ όεηνϊη§ 6 όπι ί5ε 3ρρ1ΐο3ίΐοη οί ιΐιε 35ονε ρεΓεεπί3§εδ, 35311 
5ε 3ε1ε1εε1 οη ί5ε αηιοηηίδ οί ίΐιε δεπ/ΐεε ν/οΗίδ ογ ί5ε ΑΓο53εο1ο§ΐε3ΐ \νοί5δ 
ογ ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε Ραπαΐΐεΐ Ανοτίίδ. 

6.6.4 Τ5ε Εΐηουηΐδ οοίτεδροηάΐη§ ίο ί5ε ρεΓοεηί3§εδ άείΐηεά ίη 3Γίΐε1εδ 6.6.2 Εηά 
6.6.3 ΙιοΓεΐη, δΗηΙΙ 5ε εοηδΐάεΓεεΙ 3δ 3η εχρεηδε οί 15ε Οοηεεδδΐοη3Ϊτε 
Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοΓΐίδ, δεη/ΐεε Λνοτίεδ ογ Ατο53εο1ο§ΐθ3ΐ ν/οΓίίδ, 3 δ ΐ5ε επδε πΐ 3 γ 
5ε. 

6.6.5 ΟεΓίίΠοΗΐίοη οί Ρ3Γ3ΐ1ε1 ΑνοΗεδ 

ν/ΐίΗοιιί ρΓε)ικϋεε ίο ίΐιε ρΓονϊδΐοηδ οί ρ3Γ3§Γ3ρ5 6.3.4. ΗεΓεΐη, 15ε 
ρΓονΐδΐοηδ οί βτίΐείε 40 οί Ρ.Ο. 609/85 \νΐΠ 5ε αΐδο 3ρρ1ΐθ351ε οη ί5ε 
εεπίίιοαίΐοηδ οί Ρ3Γ3ΐ1εΙ ΑνοΛδ. 

6.7 Τ5ε δεΓνίεε ηΐΕγ 3ί 3ηγ Ηπιε, εηίεΓ ί5ε 5ΐίε 3η(1 ίοΙ1ον/-αρ ί5ε ρΓ 0 §τεδδ οί 
ί5ε \\ ; οΓΐίδ οη δίΐε 3ηά ι5ε §οοά εχεεαϋΐοη οί 15ε ρΓθ)εεζ ΐη §εηεΓ3ΐ. 

6.8 Τ5ε ΟοηεεδδΐοηΒίΓε δΗηΙΙ 5ε3τ ί5ε εοδί οί ί5ε ηεεεδδβτγ νΐδίίδ οί ί5ε 
δεΓνΐεε’δ επιρίογεεδ ίο 15ε ρΐαηίδ ννΗεΓε ρ3Πδ οί ί5ε Μείτο δΗηΙΙ 5ε 
εοηδΐηιείεεί 3η<1 ίο ί5ε φΐαΐΐίγ εοηίτοί ΐ35θΓ3ΐοπεδ ϊη Οτεεεε 3^<1 ε5γο3(1. 
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Τ5εδε νΐδΐίδ ννΐΐΐ 5ε δθ5ε<ΙιιΙε(1 ϊη 3 §Γεειτιεηί ν/ΐΐ5 ί5ε (ϋοηεεδδΐοηηΐΓΟ 3 ηά ί5ε 
(ΤοηδίηιείοΓ, \νΐί5ΐη ί5ε ίταπιεννοΓίί οί ί5ε Ρπ^εοί’δ ηεεάδ. 

6.9 Τ5ε (ΤοηεεδδΐοηαΐΓε δΗαΙΙ ρτονΐάε ί5ε δετνΐεε \νΐι5 απγ Γεςαίτεά οδδΐδίαηεε 
3η(1 5 Η 3 ΙΙ οο-οτάΐηηίε ΐίδ 30ίΐνϊίΐεδ ν/ΐί5 ίΐιε οηε5 οί [5ε δεηάεε, άηπη§ ί5ε 
εχεοηΐίοη οί ΐ5ε 5εΓνίεε·\νοΓΐ<5. 

6.10 Τ5ε (ΤοηεεδδΐοηηΐΓε δΗαΙΙ ΐηίοπη ί5ε εοιηρείεηί ΡιΛΙΐε δεηόεε &5θϋί ί5ε 
\νοι-1<5 ΐί εοηδΐάεΓδ ηεεε553τγ, ΐηεΙικϋη§ ί5ε \νοτ1<3 ΐη τεΐηίΐοη ίο ί5ε 
ηεΓννοίΙίδ, νν5ΐο5 πιαγ 5ε (ΓοπεεδδΐοηΒΪΓε Ρ3Γ3ΐ1ε1 ν/οτίίδ ογ δετνΐεε \νοτ1<5. 
Ιί Λε οοιτιρβίεηί ΡιΛΙΐε δετνΐεε εοηδΐάετδ δηε5 ννοτίςδ 35 δετνΐεε Ψοτίίδ ίο 
5ε οηΐγ εχεειιίεά 5γ ϊίδείί, ί5ε ΟοηεεδδΐοηΗΐχε δΗαΙΙ ρπγ 15ε εοδί οί ί5ε 
δετνΐεε ν/οίΐίδ οη ί5ε 5αδΪ5 οί ΐηνοίοεδ ΐδδυεά 5γ ί5ε Ρυ51ΐε δετνΐεεδ 3 ηά 
θΓ§3ηΪ53ίίοηδ ν/5ΐε5 εχεειιίείΐ ί5ε τεΐεναηΐ \νοτ55 3ηά οη ί5ε 53δϊδ οί ί5ε 
τε1εν3ηί ίΐοεαπιεηίαϋοη εχε53η§ε(1 5εηνεεη ί5ε εοπιρείεηΐ Ριι51ίε δετνΐεεδ 
οποί θΓ§3πίδ3ίΐοη5, ί5ε δετνΐεε 3η5 ί5ε (Ζοηεεδδΐοηηΐτε. Ρτονΐί1ε<1 ί5ε 
(ΤοηεεδδΐοπηΐΓε τεεεΐνεδ ί5ε ρποΓ 3ρρΓθν3ΐ οί ί5ε δετνΐεε ίοΓ ί5ε εχεειιίΐοη 
οί ί5ε δετνΐεε \νοτ1<5, ί5ε εχρεηδεδ οί (5ε Ρη51ΐο δετνΐεεδ \ν5ϊο5 εχεειιίεά 
15 ε τεΐενηηί \νοτ5δ 3Π(1 ίοΓ \ν5ΐε5 ί5εγ τεεεΐνεά ρβγτηεηΐ 5γ ί5ε 
(Γοηεεδδΐοηηΐτε, δ53ΐ1 5ε ΐηοΐαάεεί ΐη ί5ε ρΓονΐδίοη οί ί5ε 10,000,000,000 
ϋίδ, ΐη 16.08.1993 ρτΐεεδ, ίοΓ \ν5ιε5 ι5ε (Ι’οηεεδδΐοηηΐτε 55311 5ε 
εοητρεηδΕίεά, ΐη 3εεοπΐ3ηοε \νΐί5 3Γίΐε1ε 6.3 5ετεΐη. 

6.11 Τ5ε Οοηεεδδΐοηηΐτε ιιη<1ετΐ35ε5, ΐη ί5ε ίΓ3τηε\νοΓΐ; οί ί5ε Ιιιπιρ δητη ρτΐεε οί 
ί5ε Μαΐπ ν/οτ1<5, ί5ε Γεδροηδΐ5ΐ1ΐίγ ίο άεδΐ§η, δΐικίγ, Γιηηηεε, εοηδίπιεί 3 ηά 
εοπιρίείε ί5ε Μείτο δο 35 ίο εηδοτε ΐίδ ρεορεΓ ορετ3ίΐοη, ΐη 3εεοτ(ί3ηεε ννΐί5 
ί5ε ρΓονίδΐοηδ 5ετεΐη, ενεη ΐί δΐιε5 ο51ΐ§3ίΐοη ΐιηρίΐεδ \νοτ5δ \ν5ΐε5 3τε ηοΐ 
ΐηεΐηάεά ΐη Αηηεχ 1 ογ ΐη ί5ε Οεί3Ϊ1ε(1 Ρΐηειΐ Οεδΐεη. 

6.12 Ιη εαδε ί5ε 0Γεε1< 5ί3ίε άεεΐίΐεδ, ίο ΐίδ Γεαδοη351ε .ίικ1§ετηεηΐ, 1531 ώεΓε 3τε 
ν/οτ5δ ίο 5ε εχεοαίεεί ουίδΐάε 15ε ρετΰηείετ οί ί5ε νετίΐεηΐ εχε 3 ν 3 ίΐοηδ, ΐη 
οπίετ ίο εηδίιτε ί5ε εοιτεεί άεδΐ§η, εοηδίηιείΐοη 3ηά εοτηρίείΐοη οί ί5ε Μείτο 
3η(1 ί5εδε \νοτ5δ 53νε ηοί 5εεη άείιηεά ΐη Αηηεχ 1 ογ ΐη ί5ε 3 ρρΓονεά 
Οεηετ3ΐ Ρΐηηΐ Οεδΐ§η ογ ΐη ί5ε Οείβΐΐεά Ρΐηαΐ Οεδΐ§ηδ, ί5εη δΐ^εεί ν/οτ5δ 
δΗαΙΙ 5ε εοηδΐάετεά 35 Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοτ1<5. Τ5ε (Ζοηεεδδΐοηαΐτε δΗηΙΙ εχεεηίε 
ίΐιεδε ννοτίίδ, ηίίετ ΐηίοπηΐη^ ίΐιε δετνΐεε ΐη τεΐ3ίΐοη ίο ί5εΐτ εδίήηβίεά εοδί 
3η<1 ίο ί5εΐτ εοηδεςυεηεεδ οη ί5ε Ρτο_)εεί’δ ίΐιηε δεΗεάιιΙε. Τ5ε εοδί οί ί5εδε 
ν/οτίίδ δ53ΐ! 5ε άείϊηετί ΐη 3εεοτά3ηεε \νΐί!ι ί5ε ρΓονίδΐοηδ 5ετεΐη. Ιί ί5ε 
Οοηεεδδΐοηηΐτε Γε350Π351γ 5ε1ΐενεδ, ι5αι ί5εδε ν/οτίίδ 3τε ηοί ηεεάεϋ ίοτ ί5ε 
εοιτεεί ίίεδΐ^η, εοηδϊηιείΐοη βηά εοηιρίείΐοη οί ί5ε Μείτο, ί5εη ΐί 55311 
δυ5πιΐί ΐίδ ]ιΐ5ίϊίϊε<ί ο5]εο5οηδ, ΐη ν/Κΐε5 035ε ΐί 55311 5ε εοηδΐάετεά ί1ΐ3ί 3 
άΐδρηίε 535 3Πδεη, ίο 5ε δείΐΐεά ΐη 3εεοΓίΐ3ηοε \νΐί5 ητίΐεΐεδ 38 3.η<1 39. 

Τ5ε πΐ3§ηΐίιΐί1ε οί ί5ε Γιη3ΐ εοδί οί Ρ3Γ3ΐ1ε1 ν/οτίίδ ΐδ ηοί δη5]εοί ίο ί5ε 
1ΐπιΐί3ίΐοη5 ΐπιροδείΐ 5γ ί5ε ευττεηί Ιε§ΐδΐ3ίΐοη ίοτ ί5ε εχεευΡοη οί ριώΐΐε 
ννοιίίδ. 
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6.14 Το\νη ΟρβΓ3ίΐοη - Εηνιι-ρηπιβηίαΐ Ρτοίεοίΐοη 

6.14.1 Τ5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 35 ε 11 (1εδΐ§η ώε Μείτο Ιργ ουί 3ηά εΕεΙΙ ρτο§ΤΕΐη ΐίδ 
οοηδίηιοίίοη, δο 3δ Ιο ρτονοκε ώε ιηίηΐιηιιιη τε3δοη351γ εχρεοίεά ηιιΐδΕηοε 
ίο ώε ίον/η’δ ορετΕίίοηδ Εηά δίπιοίατε, 3δ πηιο5 ώιπη£ ΐίδ οοηδίηιοίίοη Εδ 
άυππ§ ΐίδ ορετΕίΐοη, ώε ιηΐιώηιιιη τε3δοη351ε Εεδώείΐο, ηοΐδε 3η(1 οώετ 
εηνΐτοηιηεηίΕΐ ροΐΐιιίΐοη, 3ΐΐ(1 ώε ιηϊηϊπιιιιη τεΕδοη351γ ροδδ&Ιε ηιιΐδΕηοε ίο 
πιοηυιηεηΐδ, 5ιιΐ1ώη§δ αικί ΐηδίΕΐΐΕίΐοηδ οί" Εηγ Ιάηά. 

Οιιτΐη§ ώε Ε5ονε ννοτίίδ, ηο Εοοεδδ γοε<3 εΗεΙΙ 5ε εηϋτεΐγ οΐοδεά ενεη ΐί ΐί 
5εοοπιεδ ΙειηροΓ&πΙγ ε ά&Βά εηά, πηίεδδ Εηά ίο ΐ5ε εχίεηί ΐί ΐδ &5δο1ιιΐε1γ 
ηεεεδδ3τγ ίοτ ώε ηεεώ οί ώε \νοτ!<δ. 

Αεεεδδ οί βτε-ίί§5ίΐη§ νείιΐοΐεδ, επιετρεηογ Εοοεδδ οί Επώιιίβηοεδ, 
ρεάεδίΠαΠδ οΐτοιιίΕίΐοη 3η<1 οΕίετΐηβ αηά δυρρίγ οί δίοτεδ, ννοτίίδΐιορ υηΐίδ, 
είε. δΗ^ΙΙ 5ε ίΕθΐ1ΐί3ΐε<1 ϊη 3.11 οΕδεδ Εηά ΐη &11 ΙοοΕίΐοηδ οί ί5ε Μείτο, ΐη ε 
\ ν&γ Εθοερί351ε 5γ Λε δετνΐοε. 

Αί Ιεαδί ί\νο ίτ&βϊο Ιβηεδ ρετ ώτεοίΐοη ννΐΐΐ 5ε πΐΕΪηίΕΪηε(1 ΐη ίΗε πίΕΐη τοε 0 
3χεδ ΜοηΕδίΐποιι, Ε§η3ίΪΕ 3ηά Ν. Ε§η3ίΐ&, ενεη ίί ΐη δοηιε 03δεδ, ίεπφθΓ 3 τγ 
άεείίδ 3τε ηεεάεά ίο 5ε οοηδΐηιοίεά ΐη οΜετ ίο οονετ ώε εχοΕνΕίΐοηδ 
ρεΓίοπηείΙ ΐη \ν5ο1ε ογ ΐη ρ3Γί. 

Ιη 03δε ί5ε ρΐ3θΐη§ οί ΙεηιρθΓ3Γγ άεοΐίδ τεςυΐτεδ ίετηροτΕτγ ΐτΕίϊίο 
ΐηίεπτιρίΐοη, ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δ53ΐ1 δεε ώΕί δΐ^εοί άεοΐίδ 3τε ρώοεά 
ώιτΐη§ ηΐ§5ί 5οατδ ογ άιιιϊη§ ά3γδ Εηά Ηουτδ οί 1ΐ§5ί ίτΕίΤιο. 

6.14.2 Οΐνεη ί5ε ί3εί ώΕί 15ε Μείτο δ53ΐ1 5ε οοηδΐηαοΐεά ΐη 3η 3τε3 ν/ΐώ 5ε3νγ 
ΐτΕίΤιε ρτο51επΐδ, ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δΐιαίΐ ρτο§τΕΐη ΐίδ ννοώδ δο 3 δ ίο 
πΐ3ΐηΐ3ΐη 31 311 ίΰηεδ ίΗε 1ε3δί ροδδΐ51ε, ηυιη5εΓ οί ορεη ειιί εχοΕνΕίΐοηδ, 
δΐίεδ 3η(1 οώετ ν/οτίνδ \ν5ΐε5 ο5δΐπιοΙ ί5ε ίτΕίΤιο, ΐη ΕοοοτάΕηοε \νΐί5 ώε 
Οοηδίηιοίίοη Τΐπιε 5ο5εάα1ε. 

ΡιιτώεπηοΓε, ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δ1ΐ3ΐ1 ίΕΐίε §τεΕί 03τε οί ώε ώηεΐγ Εηά 
είίεοΐΐνε οοηίτοηΐΕίϊοη οί ΙειηροτΕΐγ οτ ρετπίΕηεηί Ιτ30ιο ΕΐτΕη§εηιεηΙδ 
\ν5ΐο5 ννΐΐΐ 5ε ηεεάεά ίοτ ώε εχεουίϊοη οί εχο3ν3ίίοηδ, πΐ3ο5ΐηεΓγ 3η(1 03Γδ 
Εοοεδδ, είο. Είν/Εγδ οοπιρ1γΐη§ \νΐώ ώε ρτονΐδΐοηδ ΐη ίοτοε Εηά ώε δετνΐοε’δ 
τεοοπιπιεη<33ίΐοηδ 3η<3 ίο ώε ΙτΕίβο ΕΓΤΕη§ειηεηΐ άεδΐ§η. 

Οηηη§ ώε Οοηδίηιοίίοη Ρετΐοά, πιοώίίοΕίΐοηδ οί ώε ίτΕίΤιο ώτεοίΐοη οί 
δοηιε δΐη§1ε ώτεοίΐοη τοΕάδ, οτ οτεΕίΐοη οί ηε\ν δΐη§1ε άΐτεοίΐοη τοΕάδ δΗβΙΙ 
5ε ροδδΐ51ε, ίο11ον/ΐη§ ε ΐτΕίίιο ΕΓΤ3η§ειηεηΙ άεδΐ^η, δο 3δ ίο οτεΕίε 
ρτείετεηοε τοιιίεδ \ν5ΐο5 \νΐ11 «1351ε ώε άενΪ3ίΐοη οί ώε ζοηε Είίεοΐεά 5γ 
ώε ννοώδ. 

Τ5ε οοδί οί ε! 1 ίτΕίΤιο δΐ§ηδ 3η<1 δΐβΠΕίδ, \ν5ϊο5 Ετε ηεοεδδΕίγ ίοτ ώε ΙοοεΙ 
ίτΕίΤιο ώνετδΐοη ΐη ώε δίτεείδ οί ώε Οΐίγ οί Τ5εδδΕΐοηϊία ώιε ίο ύβ λνοτίοδ^ 
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35 νν«1Ι 35 ΐΗε εοδί οί ίεηεΐη§, 3η<1 ββιτΐεΓδ, 5 Η 3 ΙΙ βε βοπιε 1 ογ ίΐιε 
Οοηοε5$ΐοη3ΪΓε. 

Τ5ε 5ΐ3ίε 5 Ι 13 ΙΙ δεειιτε ίοΓ ίΗε (Γοηεε5δΐοη3ίΓε ίΐιε Γε1εν3ηί Ρεπηΐΐδ, ϊη ίΗε 
&3ΐηε\νοΓΐ< οί ίΗε ειητεηί 1ε§ίδΐ3ίΐοη 50 Ιίΐ3ΐ ί5ε άεί3Ϊ1εά εοηδίπιείΐοη ϋΐπιε 
δοΗεάιιΙε ΐδ εοπιρ1ϊε(1 \νΐι1ι, ρΓονΐάεά Ιΐΐ3ί ώε Οοηοεδ5Ϊοη3Ϊτε δΐιβιηΐίδ ϊη άυε 
ίίπιε ΐΗε άοειιπιεηΐδ ννΗΐοΗ 3τε ηεεεδδ3Γγ ίοΓ ίΐιε ϊδδυϊη§ οί ΐΗε Ρεπηΐΐδ. 

6.14.3 ϋιιπη§ Ι5ε εχεειιίΐοη οί Λε ΧνοΛδ, Λε 0οηεεδ5Ϊοη3ΪΓε 5 Ι 13 ΙΙ ρΓοίεεί ΰιε 
δΐίεδ, ορεη εχο3ν3ίίοηδ βηά οΛογ ννοΓ^δ’ 1οο3ΐίοη5 \νί<±ι 3εδί1ιεϊΐε ίεηεεδ, 
ννΐιΐεΐι δΙιοαΜ εοιηρίγ ννΐιΐι Λε δηίείγ Γε§ιιΐ3ϋοηδ, 3ηά βείρ &νοΐ<1 ιΗε 
ροΠυήοη οί ίΗε 5ΐητοιιη<1ΐη§ 3τε3. ΊΠιε Οοπεε5δίοη3ΪΓε δΗοαΜ αΐδο Ι 3 ΐ<ε ηΐΐ 
ηεοε553ΐγ πιε35ΐΐΓε5 Ιο Γηίηΐιηΐδε, ίο 3 Γε3δοη3β1ε εχίεηί, ιΐιε 3 Ϊγ ροΐΐυΐϊοη 
ννίίΐι άιΐδΐ, ρητίΐεΐεδ ογ ε1ιειηΐθ3ΐ5 ϊη 3οεοπΐ3ηοε λνΐι5 ιΐιε (Ιεεΐδίοη οί 
3ρρΓον3ΐ οί ώε Εηνίτοηπιεηΐ 3 ΐ ίεπηδ. 


ΤΙιε ΟοηοεδδίοηΒΪΓε 5 Ι 13 ΙΙ ηΐ3Ϊηΐ3ίη ίΐιε 3βονε ίεηεεδ 3ηό 3.11 ρατΐδ οί ι5ε 
Ρπ^εεί, ε1ε3η &οπι δϊ§ηδ, ροδίεΓδ ογ οίΐιεί πΐ3ϊεπ3ΐ5. 

ΤΗε π§5ί ίο ρΐ3οε 3άνεΠΐδεπιεηί5 οί 3ηγ η3ίυτε ογ ίηίοπη 3 ίίοη ε1αί3 οη ιΗε 
ίεηεεδ, 6ε1οη§δ εχείιΐδΐνεΐγ ίο &ε δεηαεε 3ηά ώε (Γοηεεδδΐοηηΐτε δ 1 ΐ 3 ΐ 1 
ί3εΐ1ίΐαΐε ί5ε ιη&ίεπ3ΐΪ53ϊϊοη οί ΐϊιε Ξερ/ΐεεδ’ Γείενπηΐ άεεϊδίοηδ. 

6.14.4 ΤΗε ρΓονΐδΐοηδ οί ρΓεδεηί βτίΐοίε 6.14, εοηεεπι 311 1οε3ίίοη5 ννΗεΓε \νοΓΐ <5 
3τε εχεοηίεά βγ Ι5ε €οηοεδδΐοη3ΪΓε άηε ίο ώε Μείτο (ορεη ευΐ εχο 3 ν 3 ίίοηδ, 
Ρ3Γ3ΐ1ε1 ννοίΐίδ, <1ιιπιρϊη§ 3τε3δ οί εχο3ν3ίΐοη πΐ 3 ΐεπ 3 ΐ, βοηονν ρίΐ 5 , 
νν^τεΐιοαδεδ, πΐ3ηιιί3είιχπη§ 3τε3δ ίοΓ ρ3τΐδ οί ίΐιε ρπ))εεϊ) 3ηά ώε 
Οοηεε5δΐοη3ΪΓε 5 Κ 3 ΙΙ ηοί τεοεΐνε 3<1άΐΐίοη3ΐ εοηιρεη53ίϊοη, ίο εοπιρίγ \νίί5 
δυ^εεί ρΓονΐδΐοηδ. 

6.14.5 Πιε ΟοηεεδδίοηαΪΓε δΗηΙΙ δεί ουί (ογ εηυδε ίο 5ε δεί οιχί), ίΐιε ν/οτίεδ ίη 
Γεΐ3ίΐοη ίο οπ§ίη3ΐ ροϊηίδ, Ιΐηεδ 3ηά Ιενεΐδ οί τείεΓεηεε, άείεπηΐηείΐ βγ ίΗε 
5ί3ίε ΐη \νπίΐη§. 



ΑίΐεΓ Γ3ίΐίίε3ίΐοη βγ ΐ3νν οί ίΗε ρΓεδεηί Οοπίτ^ει, Λε (Γοηεε 5 δΐοη 3 Ϊτε δΗηΙΙ 
εχεεηίε 15ε ίο11ο\νίη§ ΡΓεειιτδΟΓγ ν/οΓίίδ: 


(ί) §3ί1ιεΓΪη§ οί 3ν&ί1&51ε ΐηίοπη3ΐΐοη ίτοπι Ρηβΐΐε δετνΐεεδ 3 η(ί ΡιΛΗε 
υίΐΐΐίγ θΓ§3ηΪ53ΐίοηδ, Γε§3τάϊη§: 



Ρ.υ.Ο ηείΛνοΓίίδ 
Ρΐΐοί Τιιηηεΐ 


3 τε53εο1ο§ϊθ3ΐ ίηνε5ΐί§3ΐϊοηδ 

1οο3ίϊη§ οη 5ΐίε οί Γε1εν3ηί ηεί\νοί1<5, ΐί άεεηιείΐ 


ηεεεδδ 
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(π) εχεοιιϋίοη Εηά ενΕΐιίΕΠοη οίβοοίεοΗηίοΕί ίηνεδίί§Είίοηδ. 

(ϋί) Εδδοδδτηεηΐ οί οοηδεςυεηοεδ οί δΐιοΗ ίηίοπηΕΠοη οη άιε άεδίβη Εηά 
δοΗεάυΙε οί άιε Μ&ίη \\· γ ογ 1<5, 50 άΐΕί ε δοΗεάιάε οΓ άιε Μηίη \νοτΗδ 
ίηοοΓρθΓ3ίίη§ Ιΐιε ΕνΕΪΐΕΗΙε ίπίοππΕίίοη ίδ δυΗιηίάεά ίο άιε δετνίοε Εηά 
Εοοερίεά Ηγ ΐί. 

(ϊν) εΐΕΠοταΐίοη οί άιε ΟεηετΕί ΡϊπεΙ Οεδίκη οί άιε ΜΕΤΚΟ. 

ΤΤιεδε ΡΓεοιιτδΟΓγ λνοτΗδ 3 δ ννεΐΐ 3 δ άιεϊτ δοΗεάιάε 3τε άείϊηεά ίη πιοΓε άείΕΪΙ 
ίη Αηηεχ 12 ΕΐίηοΗεά Ηετεΐο. Οιιήη§ άιε ΡτεουΓδοτγ ΨοτΙίδ ρετίοά, 
θΓΕ\νίη§δ 1 Εηά 2 οί Αηηεχ 10 Ηετεοί δΗηΙΙ Ηε ίίηΕΐίδεά. 

ΤΗε ΡΕΓίίεδ 3§τεε ΐίΐΕΐ άιε ρτΐοε ίοΓ άιε Εΐ)ονε ΡΓεοιιτδΟΓγ ν/οτΕδ Εΐηοιιηΐδ ίο 
3% (ιΙίΓεε ρεΓ οεηί) οί άιε Ευχηρ διιπι Ρποε ίοΓ άιε Μειπ \νοάίδ Εηά άΐΕί Ιίιε 
ΟοηοεδδίοηΕίτε δΐιαίΐ ΗεΕΓ 20% (ηνεηίγ ρεΓ οεηί) οί άάδ ρποε. 

ΤΗε ΕΗονε ρποε Είδο ίηοΐυάεδ άιε ΓεπιιιηεΓΕίίοη οί άιε 5υρεΓνίδίη§ Εη§ίηεετ 
ινΗο \νΐ11 οειτίίγ άιε ρτοετεδδ οί ίΐιε δΕΪά ΡτεουΓδΟΓν ΨοτΗδ, ίη Εοοοτάαηοε 
ν/ίίΗ άιε ίίιηε δοΗεάιάε Εηά δοορε οί \νοά< άείϊηεά ίη Αηηεχ 12 Εηά δΙίΕΠ 
οεπίίγ άΐΕί ίΐιε ϊηνεδήαΕΠοηδ Εηά ιίιε ΟεηεΓΕί ΡϊπεΙ Οεδίεη Ετε ίϊί ίοΓ άιεϊτ 
ρατροδε, ίη ΕοοοΓάΕηοε \νίάι ιίιε ρτονίδίοηδ Ηετείη. ΤΗε οοπυηεηοεπιεηί άΕίε 
οί ίΗε ΕΗονε ννοτίίδ, άιεϊτ δρεοίίϊοΕίίοηδ Εηά ίΗε οάιετ ρΓονίδίοηδ ννΗίοΗ 
Ερρίν ίο ίΗε εχεουάοη οί ΐΗεδε ΡΓεοιιτδΟΓγ ν/οτΗδ, δΗΕΐΙ Ηε 3§τεεά οη 
Ηετννεεη ίΗε ΡΕίάεδ ναάάη άύτΐγ (30) άΕγδ ίτοπι ίΗε ΤΕάίϊοΕΤίοη Ηγ Ιειυ οί 
ίΗε ρτεδεηί ΟοηίτΕοΐ. ΊΠιίδ 32τεετηεηι δΗΕΐΙ Είδο ίηοΐυάε ίηίεΓ εΙϊε: 

■ ΤΗε άείΕΪΙεά δρεοίίίοΕάοηδ 3θοοτάίη§ ίο νάάοΗ ίΗε δΕίά ννοτΕδ δΗΕΐΙ Ηε 
εχεουίεά. §ίνεη άΐΕΐ ίΗεδε Ετε ηοί οονετεά Ηγ ίΗε ρτονίδίοηδ οί Αηηεχ 
1 οί ίΗΐδ ΟοηΐΓΕΟί. 

■ ΤΗε άυιίεδ οί άιε δυρετνίδίη§ Εηςίηεετ ινΗίοΗ Ετε ίη ρπηοίρίε 3§τεεά 
ίο Ηε οοΓτεδροηάεηί ίο ίΗε οηεδ ίοΓεδεεη 3δ άυίίεδ οί ίΗε Ιηάερεηάεηΐ 
Εη§ίηεεΓ. 

ΤΗε δυρετνίδίη§ Εη^ίπεετ δΗΕΐΙ Ηε ιηάερεηάεηΐ &όγπ ίΗε ρΕτάεδ, δΗηΙΙ ΗΕνε 
επ ΕρρΓορπΕίε εχρεπεηοε οί άάδ 1<ίηά οί ννοτΗδ Εηά δΗηΙΙ Ηε δείεοΐεά υροη 
ρΓοροδΕί οί ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε Εηά ΕΕτεεπιεηΐ οί ίΗε Οτεείι 5ίΕίε. ΤΗε δΕπιε 
ρΓοοεάίΐτε βΗεΙΙ Ηε ίοΐΐον/εά ίη ϋΗε ΟΕδε οί ροδδίΗΙε τερίΕοεπιεηΐ οί ίΗε 
διιρετνί$ίη§ Εη§ίηεετ. 

6.15.2 Ιη οοηδίάεΓΕίίοη οί ίΗε εχεοιιίϊοη οί ίΗε ΡΓεοιιτδΟΓγ \νοτ!<δ, ίΗε δίΕίε δΗΕΐΙ 
ραγ ίο άιε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε, επ Εΐηοαηί ίη ΕΟυ εςιίΕΐ ίο 80% (εί^Ηίγ ρεΓ 
οεηί) οί άιε ΕΗονε ρποε, ίη ίουτ ίηδίΕίπιεηίδ 3δ ίοΐΐον/δ: 

0) άιίπγ ρεΓ οεηί (30%) οί άιε ΕΗονε Εΐηουηί ίο Ηε ρ&ίά Ηγ άιε δίΕίε, 
δΗΕΐΙ Ηε ρηίά ννίάιίη ίεη (10) άΕγδ ίτοπι άιε οοπιπιεηοεΓηεηί ί)^1ε οί άιε^ 
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3Ηονε ννοίΗδ 3χι<1 αϋεΓ ίΗε (ΙοηεοδδίοηΕίΓΟ Η 35 ίυπιίδΗείΙ 3 ΙείίεΓ οί 
§\ΐ3Γαηίεε οΓ ίιίίεεη ρεΓ εεηί (15%) οί ίΗε ητηοαηί οί ίΗε ίίΓδί ραγπιεηΐ, 
§ιΐ3Γ3ηίεείη§ ίΗε βοοί ρεΓίοπηΕηεε οί" ίΗε ηΗονε ΡΓεεατδΟΓγ \νοΓΐ($. 
ΤΠε ηΗονε ΙείίεΓ οί §ιΐ3Γ3ηίεε δΗ&ΙΙ 6ε τεπιττιεί ίο ίΗε ΟοηεεδδίοηηίΓε 
ννίιΐιίη ίν/επίγ (20) Ιαγδ &όπι ίΗε εεΓίιίίοηΐε οί ίΐιε 5αρεΓνίδίη§ 
Εη§ϊηεεΓ δΐαίίη§ ίΗηΐ ίΐιε ΡΓεεατδΟΓγ \νοΓΐ<5 1ΐ3νε Ηεεη εοιηρίείεά ογ αϋ 
ίΗε <1αίε οί ίΐιε ΡίηΗχιεΐίΐΙ Οοδίη§, \ν1ιίεΗενεΓ Ϊ5 εατίϊεδί. 

(ϋ) ΤΗΐΓίγ ρεΓ οεηί (30%) οί ίΗε αΗονε Επιοαηί δΗηΙΙ Ηε ραϊ<1 ίο ίΗε 
Οοηεεδδίοηηίτε ηο ΙαίεΓ ΐΗ&η ίΐιε εηά οί ίΗε ίουπΗ ιηοηΐΗ ίο11ο\νίη§ ίΗε 
εοτητηεηεειηεηί ά3ίε οί ίΗε ΡΓεειιτδΟΓγ Ψοίΐίδ, Γοΐΐοννίηβ &1δθ ίΗε 
οεηίΓιοαίε οί ίΗε δυρεΓνΐδίηβ ΕηβϊηεεΓ αΗοαί ίΗε ρΓΟβτεδδ οί (Ηε 
ν/ΟίΗδ. 

(Πί) ΤΗίΓΐν ρεΓ εεηί (30%) οί ίΗε &Ηονε 3ΐηοαηί δΗαΙΙ Ηε ραίϋ ηο ΙαίεΓ ίΗηη 
ίΗε εη<1 οί ίΗε δενεηΐΗ πιοηΐΗ ίοΙ1οννίη§ ίΗε εοπηηεηοειηεηί Ιηίε οί ίΗε 
ΡΓεοαΓδΟΓγ ν/οΓΐ<5, ίο11ον/ίη§ αΐδο ίΗε εεΐτίίίεΕίε οί ίΗε 5υρεΓνίδίη§ 
ΕηβΐηεεΓ 3 Η 011 Ι ίΗε ρΓΟ^τεδδ οί ίΗε ννοΗίδ. 

(ΐν) Τεη ρεΓ οεηί (10%) οί ίΗε αΗονε Εΐηοαηΐ δΗηΙΙ Ηε ρηίΐ \νίΐΠίη ίλνεηίν 
(20) <ΐ3ν5 ίτοιη ίΗε εεΓίίίίεΕίε οί ίΗε 5υρεΓνίδίη§ ΕηιρηεεΓ 5ί3ίίη§ (1ΐ3ί 
ίΐιε ΡΓεειίΓδΟΓγ ν/οΛδ Ηηνε Ηεεη εοπιρίείεά ογ 3ί ίΗε Ιηίε οί ίΗε 
Ρίηηηείηΐ Ποδίηε; \νΗίεΗενεΓ ίδ ίΗε εηΓίϊεδΐ. 

6.15.3 ΑϋεΓ ίΗε Οοπίτηοί ίΐ35 εοπιε ίηίο ίοΓεε, ίΗε Εΐηοιιηίδ ρηίίΐ Ηγ ίΗε 5θίε ίο ίΗε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε, ρποΓ ίο ίΗε Είίεεΐίνε ϋαίε, δΗαΙΙ Ηε ΗγοππΗϊ ίηίο Εοεοηηί 
Επί ίτεαΐοεί 35 ρατΐίαΐ ρηνπιεηί οί ιΐιε ΟοηίπΗαίιοη. ΑίίεΓ ίΗε εχεειιίΐοη οί 
ίΗε ΡΓεειιτδΟΓν ΨογΗβ, ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΠτε Ϊ5 εοηδίάεΓεά 35 Η3νίη§ §οί ήιΐΐ 
1αιον/1ε<1§ο οί (Ηε εοηάίίίοηδ, 35 ίΗεδε ατε ιηεηίίοηεά ϊη ηπίείε 3.0.1 ΗεΓείη 
30(1 ίι αικΙεΓΐηΠεδ ίΗε τεΙενΕοΐ ήδΗδ ίο 3εεοπΐ3ηεε ινίιΐι ίΗε ίεπηδ 5 εί οιιί 
ΗεΓείη. 

ΤΗε Οοηοε$5Ϊοη3ΪΓε 355υιηε5 ίΗε ΓεδροηδίΗίΙίΐγ Γε§3πΗη§ ίΐιε 5ΐιίϊ3Ηΐ1ίίγ 3η<1 
ίΗε δΐιίίΐείεηεγ οί (Ηε ΡΓεεατδΟΓγ \νοΓΐ(5 50 ΙΗει (Ηε ΙαίΐεΓ 3τε εεπίίϊεΐ Ηγ ίΗε 
Ιηάερεηίεηι Εη§ίηεετ 3ί(εΓ ίΗε Είίεεΐίνο ϋ3ίε οί ίΗε ΟοηΠΕοί. 

Ιη ε35ε ίΗε ΟοηίΓ3οί (Ιοεδ ηοί εοπιε ίηίο ίοΓεε, (Ηε οννηεΓδΗίρ οί ίΗε τεδυΐΐδ 
οί ίΗε ηΗονε ΡΓεευτδΟΓγ \Υογ1(5 5 Η 3 ΙΙ ρ3δδ οη ίο ίΗε 5ί3ίε, ινΗϋδί (Ηε 
(Γοηεεδδίοηαίτε δΗαΙΙ ηοί τείππι ίο ίΗε 5ί3ίε ίΗε Εΐηοιιηίδ ίί 1ΐ3δ τεοείνεά. Νο 
οίΗεΓ Ετηοαηί δΗηΙΙ Ηε ΓείυτηεεΙ ογ (Πιε ίο (Ηε 5ί3ίε Ηγ ίΗε (ΓοηεεδδΐοηαίΓε ογ 
ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε Ηγ ίΗε 5ί3ίε. 

6.15.4 Ιη 03δε 1ιιτίη§ (Ηε ρεποί οί ίΗε ΡΓεευτδΟΓγ ν/οτΗδ, ίί ίδ οΗδετνεΙ ίΗ 3 ί ίΗε 
δείεείεά 3ΐΪ£ηιηεηί (Ηηδϊε δοΐυίίοη οί ίΗε Ιεπίετ) Ηατάεηδ 5ί§ηίίϊθ3ηί1γ ίΗε 
άατΕίίοη οί ίΗε εοηδίτυείίοη οί ίΗε ρτο)εεί ογ ίΗε εοδί οί ίΗε ΡεγεΙΙοΙ ν/οΓΗδ. 
είιΗεΓ άιιε ίο ηεεεδδΕτγ εχΐιβπδίίνε 3τοΗ3εο1ο§ίεΕΐ εχο 3 ν 3 ίίοηδ, ογ ίο 
εχίεηάεά ονεΓΐ3ρρίη§ ννίΐΗ (Ηε ΡυΟ ηεηνοίΗδ, ίΐιε 5ί3ίε ηΐ 3 γ εΗοοδε, Ηείοίε 
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ίΗε Είίεεϊΐνε ϋ&ίε Ηετεοί, ίΗε ΐπιρΙειηεηίΒΐΐοη οί ίΗε ΕΐίετηΒΐΐνε δοΐυίΐοη 
(ίΗτοιι§Η οιιί Ηοτΐη§) οί ίΗε οίΓετ. Ιη δΐιεΗ ΟΕδε, ίΗε Οοηεεδδΐοηηΐτε 
ιπκΙεΓϋΕΐίεδ ίο ϊιηρίεπιεηΐ ίΗε ΒΐίετηΒίΐνε δοΐαίίοη οί ίΗε οίίετ οί ίΗε Ιοίηί 
νεηίιιτε ΤΗΕδδΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ ϊη ΒεεοπίΒηεε ννΐίΗ ίΗε εΐεπιεηΐδ εικ! 
ρΓονΐδΐοηδ οί ίΐδ οίϊετ ννΗΐεΗ Ηηνε Ηεεη ΐηοΐα^εά ϊη Εηηεχεδ Ιβ, 3β Βη<3 7ε. 
Ιη ίΗε οΕδε ννΗετε ίΗε ΒΗονε δοΐηίΐοη ννηδ εΗοδεη, ίΗε Εηηεχεδ 1, 3 Εηά 7 
Ηετεοί 5Ηε11 Ηε τερίΕοεά Ηγ Εηηεχεδ 1ε, 3ε Εηά 7ε, εΙεο ΕίίΕοΗεά ΗεΓείο. 
ΤΗε ηεοεδδΕτγ πιοίϋίΐεΒίΐοηδ οί ίΗΐδ (Γοηΐτηεΐ ίοΓ ίΗε ΐιηρΙειηεηίΕΐΐοη οί ίΗε 
ΕΐίεπίΕΐΐνε δοΐυίΐοη 5ΗεΙ1 Ηε επίετεά ίοΓ ΤΒΐΐίΐεΒίΐοη Ηείοίε ίΗε ΡΒτΙΐΒΐηεηΐ. 

6.15.5 Ιη ίΗε ΟΕδε \νΗετε Βίΐετ ίΗε εχεευίΐοη οί ίΗε Ρτεευτδοτγ ΨοτΗδ, ΐί ίδ 
ηεοεδδΕτγ, άυε ίο ίΗε άίδεονετγ οί ΕτεΗΕεοΙοςϊοΕί Γιηάΐηβδ, ίο άεερεη άοννη 
ίο οηε (1) ιηεΐεΓ, ίΗε Ιενεί οί ίΗε ρητί οί ίΗε Μείτο ίτοπι Νενν Κ.ΒΪΙ\νΒγ 
δίΕίΐοη ίο δγηίτΐνΒηΐ δίηίΐοη, ΐη τείΒΐΐοη ννΐίΗ ίΗε ίοίεδεεη Ιενεί οί ίΗΐδ ρητί 
οί ίΗε ρπ^εεζ ε11 ηεεεδδΒτγ βΜιϊοπεΙ εχρεηδεδ ίοΓ ίΗΐδ άεερεηΐη§ 
(ΕάάΐίΐοηΕΐ εχεηνηίΐοηδ Βη<1 εοηετείΐη§, ΕάίϋίΐοηΕΐ πιεεΗΒηΐεηΙ εςυΐριηεηϊ, 
είο.) Ετε Ηοπιε Ηγ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε. 


7. ΜΕΤΚΟ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ ΌΕΑϋΕΙΝΕ - 

ΕΧΤΕΝδΙΟΝδ 

7.1 “δηΗδίΕηίΪΕΐ εοπιρίεΐϊοη” πιεΕηδ, ίοΓ ίΗε ρητροδε οί ίΗΐδ ΟοηίτΒεί, ίΗε 
εοπιρίεΐΐοη οί ΙΗε εοηδίηιείΐοη ΐη ΗεεοτάΒηεε ννΐίΗ ίΗε ΟοηίτΕοζ ννΐίΗ ίΗε 
εχοερίΐοη οί άείεείδ, άεΓιεΐεηεΐεδ, ίΐηΐδΗΐη§ ννοτΗδ, χνΗϊεΗ δΗΕΐΙ ηοί 
πίΕίεπΕίΙγ ίιηρΕΪΓ ίΗε δΕίε Εηά ρίορεί ορεΓΕίΐοη οί ίΗε Μείτο Εηά ίΗε Το\νη. 
δηΗδΐΕηΙΪΕ] εοιηρίεΐΐοη οί ίΗε ννοτίίδ δΗ&ΙΙ ίΕΗε ρΐΕοε ννΐΐΗΐη ε ρετΐοά οί βνε 
(5) νεΕΓδ &οηι ίΗε ΕίίεεΗνε ϋΕίε οί ρτεδεηΐ ΟοηΐΓΕοί, δυ^εεΐ ίο ροδδΐΗΙε 
εχϊεηδΐοηδ, ΐη ΗεεοτάΒηεε ννΐίΗ ίΗε ίεπηδ δεί οιιί Ηετεΐη. ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΗΪτε 
ρτοιηΐδεδ ίΗε ΟτεεΗ δίΕίε ίο δυΗδίΕηίΐΕΐΙγ οοηιρίείε ίΗε ν/οτΗδ ννΐΐΗΐη δυοΗ 
ρετΐοά. 

7.2 Ιί ΐί εοπδΐάετδ ΐί ηεεεδδΒτγ, ΐη οτάετ ίο πιεεί ίΗε ΐηίεπηεάΐΗίε άεΗάϋηεδ οί 
Ετΐιείε 8 Ηετεΐη Ηηά ίΗε δΐχΗδΐΕηίΪΕΐ εοιηρίεΐΐοη άεΕάϋηε οί ΕΠΐεΙε 7.1, ίΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε δΗηΙΙ ΐηετεΕδε ΐίδ πιεεΗΕηΐεΕί τεδοιχτεεδ Ηηά πρρίγ ννοτΗ ΐη 3 
δΗίίΐδ (24 Ηοιιτδ \νοτΗ οη δΐίε), οτ ννοτΗ ονετίΐπιε οτ \νεεΗεηάδ οτ Ηοΐΐά&γδ, 
ΕίννΕγδ εοτηρίγΐηβ χνΐίΗ ίΗε ηεεεδδΕτγ ρτονΐδΐοηδ οί ίΗε εοπιρείεηΐ 
ΕΐιίΗοπίΐεδ, ΐη οτάετ ίο τεεονετ Εηγ ΐηίεπηεάΐΗίε άείπγ (ΐη ρΕτίδ οί ίΗε 
Ρτο]εεί οτ ΐη ΐδοίΗίεά αείΐνΐίΐεδ) ννΗΐεΗ Ηε$ οεειητεά οτ \νΐ11 οεεητ, ΐί δυΗ]εεί 
(ΙεΐΕγ ΐδ (Ιηε ίο ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΐτε’δ ί&ιιΐΐ. 

7.3 \νΐίΗοιιί ρτε]ηάΐεε ίο ίΗε ίεπηδ δεί οιιί Ηετεΐη, ίΗε ίο11οννΐη§ ενεηίδ, δΗηΙΙ 

εοηδίΐηιΐε τεΕδοηδ εηβί1ίη§ ίΗε ΟοηοεδδΐοηΗΪτε ίο Εη εχίεηδΐοη οί ίΗε 
άεΗάϋηεδ οί Ετΐιείε 7.1 Ηηά οί ίΗε άεΗάϋηεδ οί ΕΠΐεΙε 8, Ηηά οί ίΗε οίΗετ 
άεΗάϋηεδ ροδδΐΗΙγ ρτονΐάεά ίοτ ΐη ίΗΐδ ΟοηίτΒεί, ρτονΐάεά ίΗεδε άείπγδ 
Είίεεϊ ίΗε οπΗοεΙ ρΕίΗδ οί ίΗε ΡΕΚΤ άΪΗ^ΓΗτη, Εδ ιιράΗίεά &οπι ώηε ίο ίΐιηε 
Ηηά 5ΐιΗ>πηΐΐίε<1 ίο ίΗε δετνΐεε. ' 




7 . 3.4 
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ΡοΓοε Μ^ειιτβ Ενεηίδ, Εδ άεΡΐηεά ΐη Ετίΐείε 23.1. ΙιεΓεΐη. 

Αηγ άείαγδ αίίπβαΐ&ϋΐε Ιο Γεδίπείΐοηδ ΐπιροδεά βγ ώε 3τε1ΐΕεο1ο§ΐε3ΐ δεηάοε 
ϊη ΕεεοΓάΕηεε ν^ϊιΗ βτίΐείε 11, ογ Ιο ονεπυηδ οΓ ώε εχεειώοη ώηε δείιεώιΐε 
οΓ ώε δετνΐεε λνοώδ ογ οΓ ώε δίΕίε Ρατ&ΐΐεΐ Ψοώδ. 

Ιηδίηιείΐοη ΐδδΐιεά βγ ώε δεηάεε ίο δΐΐδρεηά ε 11 Μεΐτο ννοώδ, ογ Επγ ρ&τί 
ώεΓεοΓ, £ογ τε&δοηδ Γογ \νΚίο!ι Ιίιε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε ΐδ ηοί Γεδροηδώΐε. 

ϋείαγδ άιιε ίο ώε ΕρρτονΕί οΓ Οοειιπιεηίδ βγ ώε δεηαοε ΐη ΕεεοώΕηεε ννΐώ 
ώε ρΓονϊδΐοηδ ΙιεΓεΐη. 

Οε1πγ5 ώιε ίο ώε εχοΐιΐδΐνε ογ ρΒΓίίαΙ ίαυίί οΓ ώε δετνΐοε, ρΓοροΓίΐοηα! ίο 
Ιίιε ρετεεηί3§ε οί Ιΐ&ΒΐΙΐίγ. 


7 . 3.6 ν 3 ΓΪ 3 ίΐοηδ τεςιιεδίεά 6 γ ιίιε δίΕίε. 


7 . 3.7 


δυδρεηδϊοη οί" ώε ννοώδ Γο 11 ο\νΐη§ 3 οοαιΐ άεεΐδϊοη, Γογ τεΕδοηδ Γογ ννΐιΐοΐι 
Ιίιε ΟοηεεδδΐοηΕίτε ϊδ ηοί ΙΪΕβΙε. 


Ιη 311 οαδεδ οΓ Ετίΐείε 7.3, 3η εχίεηδίοη οΓ ιίιε Οοηδίηιείΐοη Ρεποά 5 Ηε 11 6ε 
§Γ3ηΐεά, 6εΐη§ εςιίΕΐ ίο ώε ΕάνεΓδε εΡΓεεί οΓ ώε ενεηίδ οΓ ώε άείβγ οη ώε 
οπιϊοεΙ ρ3ί1ι οΓ ιίιε ΡΕΚ.Τ ώΕ§τ3ΐη, 35 αράαίεά Γγοπι ώηε Ιο ώηε. 

Εχίεηδΐοηδ §Γ3ηίε<1 3εεοΓ(ϋη§ ίο ώε Εβονε, 5 Ι 13 ΙΙ εχίεηά εςιίΕΐΙγ ώε 
Οοηεεδδΐοη Ρεήοά, ρτονΐάεά ώε Οοηδίηιείΐοη Ρεποά εχεεεάδ ώε άυτΕίΐοη 
ΓοΓεδεεη 6γ 3Πίο1ε 7.1. ΙιεΓεΐη, 35 3 Γεδίιΐί ώεΓεοΓ. 


ΤΙιε δίΕίε 5 Η 3 ΙΙ ρ 3 γ Ιο ώε ΟοηεεδδΐοηΕίτε ώε Ροδίίΐνε 03 ΐη 3 §ε 5 ΐη Γεώίΐοη 
Ιο 3 ηγ άεΐ 3 γ Γογ χνΐιΐεΐι ώε δίΕίε ΐδ 1 Ϊ 3 ΐο 1 ε ογ ΐη Γεώιΐοη \νΐώ 3 ηγ οΓ ώε 
ενεηίδ οΓ ΕΠΐεΙεδ 7 . 3.2 Ιο 7 . 3.7 ΙιεΓεΐη, ΐττεδρεοιΐνε οΓ ννώεώετ ώε 
ΟοηεεδδΐοηΕίτε ΐδ εηώΐεά ίο 3 η εχίεηδίοη οΓ ώηε ώιε ίο ώεδε ενεηίδ. ΜοΓε 
δρεοΐβεΕίΙγ Γογ ώε εΕδε οΓ 7 . 3 . 5 , ώε δώίε δ 1 ΐ 3 ΐ 1 ρ 3 γ Ροδίίΐνε ϋ 3 πΐ 3 §εδ 
ρΓοροηΐοη 3 ΐ 1 γ ίο ΐίδ ρετεεηίΕ§ε οΓ 1 Ϊ 3 Ε»ΐ 1 ΐίγ. Αηγ ροδδώΐε ΐηδΐΐΓ 3 ηεε 
ΐηάεπιηΐΐΐεδ δ1ΐ3ΐ1 Ιοε άεώιοίεά 6όπί ώε Εβονε. 


ΙΓ 3 ηγ εχίεηδίοη οΓ ώηε 1 ΐ 3 δ 6 εεη §ΤΕηίε (1 ίο ώε ΟοηεεδδΐοηΕίτε, ογ 3 η ενεηί 
οεοιίΓδ, ννώοΐι εηιΐίΐεδ ώε ΟοηεεδδΐοηΕίτε ίο δυείι 3 η εχίεηδίοη, ώεη ώε 
δίηίε ιηαγ τεςυεδί ώε ΟοηεεδδΐοηΕίτε ίο ςιιοίε ώε ρπεε \νώε 1 ι ώε 
ΟοηεεδδΐοηΕίτε, ώε Οοηδίτυείοτ ογ Εηά ώε ΑώηίηΐδίΓΕίΟΓ ννοιιΜ τεςηΐτε ίο 
εηηεεί ογ τεώιεε ώε εχίεηί οΓ ώε εχίεηδίοη οΓ ώηε §τ 3 ηίε (1 ογ ώιε. ΤΙιε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε δΙίΕΠ ΐηΓοπη ώε δίΕίε ΐη τεΐηιΐοη ίο ώε ρτοροδεά 
ΕοεεΙετΕΐΐοη ιηεΕδίίΓεδ, ώεΐτ εοηδεςιιεηεεδ οη ώε εοηδίπιείΐοη ώηε, 35 ννεΐΐ 
35 ε 6 οιιΙ ώε ςιιοίεά ρπεε Εηά τεΙενΕηί ρΕΠΐευίΕΓδ. Ψΐώΐη 14 άζγ 5 ίτοπι ώε 
Γεεεΐρί ώεΓεοΓ, ώε δίΕίε πίΕγ εΐώεπ 
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3 . αρρΓονε ί6ε αεεεΙεΓαίΐοη πιεαδυτεδ ρΓορο5ε<1 αη(1 αεεερί ί6ε δαΐά 
ςιιοίαίΐοη οί 16ε ΟοηεεδδΐοηαίΓε αη<1 ΐί ΐί 6α.δ ^ταηίεά 3η εχίεηδΐοη, 
τεάηεε ΐί αεεοπίΐηβίγ. 

5. ΐηίοΓτη ίΐιε Οοηεεδδΐοηαΐτε ίΐιαί ϊί 1ΐ3δ (Ιεοϊοΐεά ηοί ίο ΕρρΓονε ι6ε 
αεεεΙεΓαίΐοη πιεαδυτεδ ριοροδεά. 

ε. αρρτονε οί ίΗε ηιεαδίιτεδ ρτοροδοίΐ αηά (1ΐδ3ρρΓονε οί ί6ε ρηεε ςυοίείΐ. 
1η δΐιεΗ 03δε, ί6ε άϊδριιίε δΐιαίΐ 6ε δείίίειΐ ΐη αεεοτίΐηηοε \νΐΐ6 ί6ε 
ρΓονίδΐοηδ οί - βηίεΐεδ 38 αηά 39 βετεΐη, ΐ6ε οΛετ ρΓονΐδίοηδ οί ατίΐείε 
20.9 6εϋη§ αρρ1ΐεα61ε ίοΓ ί6ε τεδί. 

7.5 Ενεηίδ ί6αί (ίο ηοί ]υδίΐίγ αη εχίεπδϊοη οί ΰηιε ογ εοχηρεη 53 ίϊοη 3τε 

ίη<1ίθ3ΐίνεΙγ ί6ε ίο1Ιο\νΐη§ : 

7.5.1 ίΐηαηεΐαΐ (ϋίίίευίΐγ οί ϋΐιε ΟοηεεδδΐοηαίΓε, 

7.5.2 δΐεΐεηεδδ αηά οί6ετ 1ε3νεδ οί ιίιε 6αδΐε ρεΓδοηηεΙ οί ίΐιε Οοηεεδδΐοηαΐτε, ίΐιε 
Οοηδίτυοίοτ αηά Λείτ δυάεοηίταείΟΓδ, 

7.5.3 δίτΐ1<ε οί ί6ε ρεΓδοηηεΙ οί ίΐιε ΟοηεεδδΐοηαίΓε, ίΐιε ΟοηδίηιείΟΓ αικί άιεΐτ 
δυάεοηίταείοΓδ οηΐγ, ογ α §εηεΓα1 δίήΐίε οί α άυταίΐοη υρ ίο ίΛνο (2) άαγδ, ογ 
οί α ίοίαΐ άυταίΐοη, ρεί γε3Γ, οί Ιεδδ ίΐιαη ίινε (5) (Ιαγδ, άυτΐη§ ι6ε 
Οοηδίηιείΐοη Ρετΐοά. 

7.5.4 ρεηοάΐεαΐ 1αε1< οί πιαίεπαΐ οη 16 ε πιατίίεί, άΐίίιουΐΐν ΐη ίιηάΐη§ δρεεΐαΐΐδεά ογ 
ηοί δρεεΐαΐΐδεά ρεΓδοηηεΙ αηά ρΐαηί, 

7.5.5 ΟοηεεδδΐοηαίΓε αρρίΐεαίΐοηδ ίΐιαί τεηυεδί οΐατΐίιοαίΐοη, εοπιρίείΐοη ογ 
εοιτεοίΐοη οί ϋοευηιεηίδ, 

7.5.6 3ρρ1ϊεαίΐοη ίοΓ εΙαπίιοΕϋίοη οί Ιίιε ίεπηδ οί ίΐιίδ Οοηίταεί, 

7.5.7 (ίΐΐΓιοιιΙϋϊεδ άυε ίο ί6ε Γείοεαϋΐοη οί Ρ.υ.Ο. ΐηδίαΐΐαίϊοηδ εχεεηίείΐ 6γ άιε 
Οοηεεδδΐοηαΐτε. 

7.6 Ιί αηγ οί ίΐιε α6ονε-άείιηεά ενεηίδ, άετΐνεδ αδ 3 τεδίιΐί ογ ΐδ τεΐαίεά ίο αη 
ενεηί ογ είτευιηδίαηοε οί ννΜεΙι ί6ε ΟοηεεδδΐοηαίΓε ΐδ ηοί τεδροηδΐ61ε ΐη 
αεεοτάαηεε ννΐίΐι ί6ε ρΓονΐδίοηδ οί ίΐιΐδ Οοηίταεί, 16ε ΟοηεεδδΐοηαίΓε δΗαΙΙ 6ε 
εηίΐίΐείΐ ίο αη εχίεηδΐοη οί άεαάΐΐηε. 

7.7 \νΐί6ουί ρτε]υάΐεε ίο 16ε αηαίοβΐεαΐ αρρίΐεαίΐοη οί ίίχε ρΓονΐδίοηδ οί ατίΐείε 
388 0.0. αηςί ίαΙαη§ ΐηίο εοηδΐάεταίΐοη 16ε ν/οτίίδ οί ατίΐείε 6.15 ΚεΓεΐη, ηο 
εχίεηδΐοη οί άεαάΐΐηεδ ννΐΐΐ 6ε §ταηίεά ίο Ιίιε ΟοηεεδδΐοηαίΓε, οη ί6ε £τουηάδ 
οί Ιαείε οί 1εηο\ν1εά§ε οί ί6ε §εο1ο§ΐεα1, §εοίεε6ηΐεα1 αηά 6γάτο1ο§ΐεα1 
εοηάΐίΐοηδ οί ίΐιε ατεαδ οί ίΐιε Ρτο]εεί, ι6ε \νοτ1<ΐη§ Ηοατδ οί πιαίεπαΐδ δυρρίγ 
δοητεεδ, αεεεδδ τοαάδ εοηίΐΐίΐοηδ, άΐίίιευίίΐεδ ΐη ίταηδροΓίαίΐοη αη(1 άοπιρΐη§ 
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οί εχοαναΐεά Γη3ίεή3ΐ, ογ ίβϊΐατε ίο ίίιηεΐγ ίϊη<1 πΐ3ηρο\νεΓ, πίΕοΗίηεΓγ 3ΐΐί1 
ιηα(επ3ΐ ίτοπι ίΗε ΟΓεεΗ ογ ίθΓεί§η ίπάιαδίτγ. 

'/'.Β ΑΛεΓ ίΗε εχεειιϋϊοη οί ίΗε ννοΛδ οί ατΐίοίε 6.15 ΗεΓείη, ίΗε ΟοηεεδδίοηΕίΓε 
Ϊ5 ηοί εηΐίίΐεά Ιο 3η εχίεηδίοη οί ίίιηε άυε Ιο ίΗε 1βε1< οί ΐηίοπηαηοη ά 3 ϋ 3 ογ 
ίβίδε ίηίοπη&ίΐοπ §ίνεη Γεββπΐίηβ ίΗε υικΙεΓ^τουικ! ίηδΐ3ΐΐ3ίίοηδ οί ίΗε 
ΡιιΗΙίε υΐϊΐϊίγ ΟπϊΕηίδΕίίοηδ, ίΗε ρΓεΙίιηίηΕΓγ ίηνεδίί§3ίίοη ΙτεηεΗεδ ϊί ννίΐΐ 
εχεειιίε Ιο άεΐεπηίηε ίΗε Ιοεηϋίοη οί Ρ.υ.Ο. ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ, 3ηά Εηΐίςαίίίεδ, 
ίΗε δυρροηίπβ ογ ΓεΙοεΕίίοη οί Ρ.ϋ.Ο. ίηδί3ΐΐ3ίίοηδ ίουηά ννίιΗίίη ίΗε 
ρεπιηεΐεΓ οί νεπίεηΐ εχοΕνΕΐϊοηδ αηά ίΗε ΡαταΙΙεΙ \Υογ 1(5, Ιο ίΗε εχεερίίοη οί 
3το1ΐ3εο1ο§ίε3ΐ εχο3ν3ΐίοηδ, ίοΓ ννΗίεΗ ίΗε δρεείίϊε Ιεπηδ οί ητίίείε 11 εΙιεΙΙ 
3ρρ1γ. 

7.9 ΤΗε ΟοηοεδδϊοηΕίτε δΗαΙΙ 5ε εηίίίίειΐ ίο 3η εχίεηδίοη οί <3ε3(31ϊιιε ηικΙ 
Ροδίίΐνε ϋ3τη3§εδ ίη 03δε ννΚεΓε ίΗε εχεευίίοη οί ίΗε ρΓθ]εεί ϊδ άείβγεί! 5γ 
ίΗε (ϋδοονεΓγ οί ΡιιΗΙίε υΐίΐίίγ ηεΗνοίΙίδ, ίΐιε εχίδίεηεε οί ννΗίεΗ εουΐά ηοί 
Ηβνε 5εεη Γε3δοηα51γ άείεπηίηεεί 5γ ίΗε ίηνεδίί§3ίίοηδ ννΗίεΗ δΗηΙΙ Ιοε 
ρεΓίοΓτηεά 5γ ιΐιε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε ί!ιιηη§ ίΗε εχεειιίίοη οί ίΐιε ρΓεευτδΟΓγ 
\νοΓΐ<δ οί 3τίίο1ε 6.15 ΗεΓείη 3η<1 ρΓονίάεά ίΐιε ΟοηεεδδίοηΕίΓε νν3δ ηοί 3 νν 3 τε 
ογ <ϋά ηοί Ηηνε ίο 5ε 3\ν3τε οί ίΙιεΪΓ εχίδίεηεε ίτοπι ί5ε είετηεηίδ §ίνεη ίο 
ΗίΐΏ 5ν ί5ε Ρ.υ.Ο. 


8. ϋΕΑϋΕΙΝΕδ ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΙΟΝ ΟΡ ΡΑΚΤ5 ΟΡ ΤΗΕ 

ΜΕΤΚΟ 

8.1 5υ5)εεί ίο ίΗείτ ροδδΐ51ε εχίεηδίοη, ίη 3οεοΓίΐ3ηοε \νίΐΗ ίΗε Ιεπηδ δεί οιιί 
ΗεΓείη, ίΐιε Γοΐίοινίηβ Ιηΐεπηε<3ί3ΐε ϋεαίΐΐίηεδ δΗηΙΙ 5ε εοπφυίδοιγ: 

8.1.1 Οοπιρίοίίοη 3η(1 δυ5πιΐδδίοη οί ίΗε ΟεηεΓΕί ΡίηβΙ ϋεδί§η, ννίίΗίη 3 πιβχϊπιιιπι 
( 1ιΐΓ3ήοη οί δίχ (6) ιτιοηίΗδ. 

8.1.2 Οοιηρίείϊοη οί δίίε ίηδί3ΐΐ3ίίοη ννοΓίεδ (Β2) ίοΓ Οίπιο1σ3ΐΪ3δ δςυ 3 τε 3ΐκ1 
δγπίτίνηπί 5ί3ίίοηδ, ννίίΤιϊη 3 πιεχϊιπιιπι άυτΕίίοη οί εί&Ηί (8) πιοηΐΗδ. 

8.2 Α11 35ονε (Ιεηάΐίηεδ εοηιπιεηοε οη ί5ε Είίεείίνε ϋΕίε. 


9. ΡΕΝΑΕΤΙΕ5 

9.1 Ιί ί5ε ΟοηεεδδίοηηίΓε εχεεεάδ ίΗε <3ε3<31ίηεδ οί 3ΐΐίε1εδ 7 3η<1 8, ιΗε 
Γο1Ιο\νίη§ ρεηηΐιίεδ 5 Η 3 ΙΙ 5ε ίιηροδεά: 

9.1.1 Ρογ ε3θΗ 03ν οί άείβγ εχεεε<3ίη§ ίΗε ίΐεηάΐΐηεδ οί Ετίίεΐεδ 8.1.1, 8.1.2., ίΗε 
ΟοηεεδδίοηΕϊτε δΗηΙΙ ραγ 3 ρεηΕΐΐγ οί Γίνε ιηίΐΐίοη (5,000,000) ώΉεΗίηαδ. 
$υ5)εεί ρεηβΐίίεδ δΗαΙΙ 5ε εοπιυΐΒΐίνε 3η<3 δΗ3ΐ1 5ε τεοΕίΙει! ΐη 03 δε ώε 
Οοηεεδείοηιι^ε. ίδ ηοί 1ία5!ε Γογ 3ηγ ρεηπίίγ υη<ίβΓ «πίείε 9.1.2. Ηεπμη. 
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9.1.2 Ρογ ε3θΗ άζγ οΓ Ηεΐηγ Γογ ννΗΐοΗ ίΗε Οοηοεδδΐοη 3 ΪΓε ΐδ ΙΐηΗΙε, εχοεε<ϋη§ 3 
δϊχ (6) πιοηίΗδ ρεπού 3ίίεΓ Ιΐιε εηά οΓ ίΗε ιοίαΐ οοπιρίείΐοη ύεηύΐΐηε οΓ ίΗε 
\νοΓΐί5 οΓ ατίΐαίε 7.1., ίΗε ρεη3ΐίγ Γογ 3η 3ί1<ϋίΐοη3ΐ άεΐ 3 γ υρ ίο ιΗτεε (3) 
πιοηίΗδ, δΗυΙΙ 5ε ουΙουΠιίεύ 35 Γο11ο\νδ : 

3. Αδ ίΗε ύηΐΐγ ΐηίεΓεδί βρρίΐεύ οη ίΗε ίοίηΐ δύτη οΓ ίΗε ρ 3 Γίδ οΓ ίΗε 
Οοηίπβαύοη ννΙιίοΗ 3τε Ο3ΐουΐ3ίεύ ΐη Ογ3οΗπι35 3 ηά Ηηνε Ηεεη ρυΐά Ηγ 
ίΗε ΟτεεΗ 5ί3ίε ίϊΐΐ ίΗε ά3ίε οΓ ίΗε ϊοΐβ,Ι άευάΐΐηε, 31 3η ΐηίεΓεδί Γ 3 ίε 
εςιιηΐ Ιο ίΗε άουΗΙε οί ίΗε ΐηίεΓεδί Γ3ίε Γογ άεροδΐίδ ΐη άτυοΗπιυδ Γογ 3 
ρεπο<1 οΓ δϊχ (6) πιοηίΗδ, ννΗΐοΗ ΐδ ρυΗΙΐδΗεά ΐη Κ,ευίεΓδ ρββε Ε\νΚ 
ΑΤΗΙΒΟΚ. 35 οΓ 1:00 ρ.πι. (Αίΐιεηδ ήπιε) οη ίΗε Ηυδΐηεδδ ύβγ ΐη 
ΑΛεηδ Γ3ΐ1ΐη§ ΐιηιηεύΐβίεΐγ ΗεΓοΓε ίΗε ύυγ ιΗε 0Γεε1< 5ϊ3ίε δεη/εά ΐΐδ 
ηοίΐοε Γογ ίΗε ΐπιροδΐΐΐοη οΓ ίΗε 3βονε ρεη3ΐίγ, 3 ηύ 

5. Αδ ίΗε άυΐΐγ ΐηιεΓεδί 3ρρ1ΐεύ οη ίΗε ίοί3ΐ δΐηη οΓ ιΗε ραΠδ οΓ ιΗε 
ΟοηίτΐΗυίΐοη ν/ΗΐοΗ 3τε θ3ΐουΐ3ίε(1 ΐη ΕΟυ 3ηά Η 3 νε Ηεεη ρηΐύ Ηγ ίΗε 
Οτεείί 5ί3ίε ΐη άτυοΗιηυδ υρ ίο ίΗε ά3γ οΓ ιΗε ίοί 3 ΐ £ΐε3<111ηε, 31 3 η 
ΐηιεΓεδί Γ3ίε εςυηΐ ίο ίΗε ύουΗΙε οΓ ίΗε ΐηίεΓεδί Γ3ίε Γογ άεροδΐίδ ΐπ 
ΕΟυ, Γογ 3 ρεπού οΓ οηε γε3Γ, ννΗΐοΗ ΐδ ρυΗΙΐδΗεύ ΐη Τε1εΓ3ίε ρ 3 §ε 
3750 3δ οΓ 11 3.πι. (Εοηύοη ώηε), ίΗε Ηυδΐηεδδ ύυγ ΐη ΑίΗεηδ Γυΐΐΐηβ 
ΐπιιηεύΐυίεΐγ ΗεΓοΓε ίΗε ύ3γ ίΗε ΟεεΗ 5ί3ίε δεΓνεύ ΐίδ ηοίΐοε Γογ ϋιε 
ΐιηροδΐίΐοη οΓ ϋιε υΗονε ρεη3ΐίγ. 

Ρογ ύεΐυγδ εχοεεύΐη§ ίΗε ίΗτεε τηοηϋΐδ ρεπού 3Ηονε, 3η<1 Γογ ενεΓγ ιΗτεε 
Γηοηίίΐδ ύεΐυγ ρεπού, ίΗε ΐπιροδΐΐΐοπ οΓ ρεηυΐίΐεδ ΐδ Γερε3ΐε(1 35 3 βονε. 

9.1.3 ΤΙιε ρεη3ΐίϊεδ ΐη 03δε ίΗε €οηοεδδίοη3ΪΓε εχοεεύδ ίΗε ϋε&ϋΐΐηεδ οΓ 3τίΐο1εδ 
8.1.1, 3η<1 8.1.2 πιυγ ΓευοΗ 3 ρεΓοεηί3§ε εςυυΐ ίο ίν/ο ρεΓ οεηί (2%) οΓ ίΗε 
Εδ03ΐ3ίεά Τοί3ΐ Ργο)οοϊ Οοδί, 35 οΓ ίΗε ύ3γ ίΗε τε1εν3ηί ύεηύΐΐηε \ν 3 δ 
εχοεεύεύ. 

9.1.4 ΤΗε ρεη3ΐίϊεδ ύεΓιηεύ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗδ 9.1.1. 3ηύ 9.1.2. οΓ ίΗε ρίεδεηί 3Πϊο1ε, 
5 Η 3 ΙΙ ηοί εχοεεύ ΐη 3§2Γε§3ΐε 3 ρείοεηί3§ε εςυηΐ ίο Γίνε ρεΓ οεηί (5 %) οΓ 
ίΗε ν3ΐυε οΓ ίΗε Μηϊη ΨοΛδ, ηο οίΗεΓ οοπφεηδ3ΐΐοη Ηεΐη§ ύυε ΐη δυοΗ 
03δε. Ιη 03δε ϋιε 3Ηονε ρεΓθεηί3§ε ΐδ εχοεεύεύ, ίΗε 5ί3ίε ΓΠ 3 γ ίεπηΐηηϊε ϋιε 

' ΟοηίΉοί. 

9.2 ΡεηβΙίΐεδ 3τε ρηγυΗΙε, ν/ίΐΗΐη οηε πιοηΐΗ, εΐίΗεΓ &οηι ίΗε ΓίΓδί ύυγ δυοΗ 
ρεηαΐίγ ν/3δ ΐπτροδεή, ογ πιοηΐΗΙγ, ΐΓ ίΗε ήεΐ3γ οοηίΐηυεδ, ογ ΐη 03 δε οΓ 3 
άΐδρυίε, ίτοιη ίΗε ή3ίε οΓ ΐδδυε οΓ ίΗε ΐιτενοο3Η1ε Γε1εν3ηί ήεοϊδΐοη, 
3θοοπϋη§ ιο 3τΐίο1εδ 38 3ηή 39, ΐη ννΗΐοΗ 03δε 1ε§3ΐ <1εΓ3υ1ι ΐηίεΓεδί δΗβΠ Ηε 
άυε οη ίΗε υηιοιιηΐ ννΗΐοΗ Ηηδ ηοί Ηεεη ρηΐά, 5ί3Τίΐη§ οηε (1) ιηοηίΗ 3 ίΐεΓ ίΗε 
Γε1εν3ηί άεηάΐΐηε \ν3δ εχοεεήεά. 
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10. ΚΕΕΑΤΙΟΝδ ΒΕΤ\\ΈΕΝ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ 5ΤΑΤΕ - ΤΗΕ 
ΟΟΝΟΕδδΙΟΝΑΙΚΕ - ΤΗΕ ΟΟΝδΤΚϋΟΤΟΚ - ΤΗΕ 
ΑΌΜΙΝΙδΤΚΑΤΟΗ 

10.1 Τ5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δΗ&ΙΙ ηοΐ τερίαεε ί5ε Οοηδίτυοίοτ ογ ί5ε ΑώηϊηϊδίΓΕίοΓ 
οί ι5ε Μείτο, \νϊι5ουί ί5ε ρποΓ οοηδεηί οί ί5ε δεινϊοε. Τ5ε δεινϊοε δΗ&ΙΙ 
§ρνε ΐίδ οοηδεηζ ιιηίεδδ Εοοοπ&ηβ ίο ΐίδ τεΕδοηΕ51ε ,ΐυά^επιοηΐ, ί5ε εηϋϊίγ, 
νν5ϊο5 ΐδ δυ§§εδίεά 5γ ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε, άοεδ ηοΐ (Ιΐδροδε οί ί5ε 
δΐιΗδΐαηΐίβΙ οπϋεηΕ νν5ϊο5 Ετε Γεςυϊτείί £ογ ί5ε εχεουΐϊοη οί &ε ίΕδ5 ίί δΐιαίΐ 
ιιηάεΓΐ&Ιςε. Πιε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 55 ε 11 εηδίχτε Λαί ί5ε οοηΐτΕοί ϊΐ δ5&11 εηίεΓ 
ννΐιίι ίΚε ΟοηδίηιοΐοΓ Εηά ι5ε ΑώηϊηϊδΐτΕίοΓ, 35 ε 11 ϊπιροδε οοπιρΙΪΕηοε οί ί5ε 
ΐΕίίετ \νϊΐ5 ί5ε τεΙενΕηί Ιεπηδ δεί ουί ΙιεΓεϊη. 

10.2 Τ5ε οοηίτΕοίδ Ιο 5ε εηίετεά ϊηίο 5είλνεεη ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε οη οηε ρΕΓί Εηά 
εϊΐΗετ ί5ο Οοηδίτυοίοτ ογ ί5ε ΑώηϊηϊδίΓΕίοΓ οη ί5ε οί5ετ ροτΐ τεδρεοίϊνεΐγ, 
3τε ΕίΐΕοΗεά ΙιεΓεϊη Εδ Αηηεχεδ 6 Εηά 11. Α ΐεπη 35 ε 11 5ε ϊηοΐυάεοί ϊη ί5ε 
οοηττΕοί ννάίΐι ί5ε Οοηδίτυοίοτ, ρΓονϊ(ϋη§ ϊ5ει ίη οΕδε ίΐιε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε ϊδ 
δυ5δΐϊίυΐεά 5γ ί5ε Οτοε5 δίαίε, ί5ε Οοηδίτυοίοτ δΗηΙΙ οοηίΐηυε 15ε 
ρεΓίοππΕηοε οί ί5ε οοηίτΕοί υηάετ ί5ε δΕίηε ίεπηδ, ρτονϊάεά ϊ5εΙ ΐ5ε δίΕίε 
τεςυεδΐδ δο Εηά ρτονϊάεά ϊ5εΙ ί5ε δίΕίε δΙίΕΐΙ υηάετίΕΐίε ί5ε ο51ϊ@Εΐϊοη3 οί ί5ε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪτε Ετϊδϊη§ υηάετ 3ΕΪ(1 οοηίτΕοί, εΑογ ι5ε δυ5δίϊίυΐϊοη. 

10.3 ΤΤιε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δΙίΕΠ ηοίίίγ ίο ί5ε δετνϊοε ί5ε ΐάεηΐΐίγ οί ί5ε 
δυ5οοηίτΕθίοτ Εηά ΐ5ε δοορε οί \νοτ5 δυ5οοηΐΓΕθίεά υηάετ ί±ιε πίΕΪη δυ5- 
οοηΐτΕΟίδ εηίετεά 5γ ί5ε Οοηδίτυοίοτ ογ ί5ε ΑώηϊηΐδίτΕίοτ. 

11. ΑΝΤΙΟυΐΤΙΕδ - ΡΚΟΤΕΟΤΙΟΝ ΟΓ ΤΗΕ ΟυΕΤυΚΑΕ ΗΕΚΙΤΑΟΕ 

11.1 Α11 ΕτοΙΐΕεο1ο§ΐθΕΐ βηάΐηβδ άΐδοονετεά άυτΐη§ ί5ε εχεουίΐοη οί ί5ε ρτο]εοί, 

5ε1οη§ Ιο ί5ε Οτεείί δίΕίε, Εθοοτάΐη§ ίο ί5ε τεΙενΕηί ρτονΐδΐοηδ οί ί5ε 
1ε§ϊδΐΕϋϊοη τεΐΕίεά ίο Εηίΐςυίίΐεδ. υροη (ϋδοονετΐη§ ι5ε εχΐδίεηοε οί 
Εηίΐςυίίΐεδ, ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 35 ε 11 ϊηιιηείϋΕίεΙγ ΐηίεητιρί ί5ε εχεειιίΐοη οί 
Λε \νοΓΐίδ ίη Λε ΕτεΕ οί ίΗε βη(ϋη§δ επ<1 δ^ΕΐΙ ίΕΐίε ε11 πιεΕδητεδ ηεεεδδΕτγ ίο 
πίΕΐηίΕίη Λε δΕίηε, Εηά ΐί δ^ΕΐΙ ηοίίίγ ±ε δεπήοε Εηά ίΗε οοπφείεηί 
Ετε5Εεο1ο§ΐθΕΐ δεΓνϊοε. ννϊΐΐιΐη Λε ηεχί βνε (5) ννοΓίάηβ άΕνδ, Λε 
Ετο5Εεο1ο§ΐθΕΐ δεινϊοε δΐιαίΐ δεηά ε ΙεΕίη οί δρεοΪΕΐΐδίδ ίοΓ ίΐιε ΐάεηϋβοΕΡοη 
οί Λε Γιηάϊη§δ, Εηά Λε δεινϊοε δΐι&ΐΐ ϊδδηε ΐίδ ϊηδίηιοίϊοηδ ννϊίΐι τε§3τ<1 ίο ώε 
εχεοαίϊοη οί ώε ννοΓίίδ, ννϊίΐιίη ίΐιε ίο11οννίη§ ΓιΛεεη (15) άαγδ. 

ΑΛογ Λε βτδί ϊάεηΐϊίιοΕήοη οί ώε ίιηάϊη§5 5γ Λε Ετο1ΐΕεο1ο§ϊθΕΐ δεΓνϊοε, 
ϊηδίηιοίϊοηδ δήοΐΐ 5ε §ϊνεη ίο 15ε €οηοεδδϊοηΕΪΓε εϊί5εΓ ίο τεδυιηε 15ε ν/οΛδ 
ογ ίο ϊηίεπτιρί 15ε \νοΓ5δ ίοΓ ΐ5ε άυτΕΡοη οί ίήηε ηεεβεά 5γ ί5ε 
εγοΚεοοΙο^ϊοεΙ δεινϊοε ίοΓ ί5ε ρεΓίοππΕηοε οί ί5ε ϊηνεδήβΕΰοηδ ϊΐδείί, ογ ίοΓ 
■ ί5ε εχεοιιίϊοη οί ί5ε ετοΠεοοΙο^ϊοεΙ \νοΓ)<δ 5γ ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε \νϊι5 ΐίδ 
ολνη πιεΕηδ, υηάετ ί5ε δυρετνϊδϊοη οί ί5ε Ατο5Εεο1ο§ϊθΕΐ δεινϊοε. (. 
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11.2 Πιε 3τε& Βε^νεεη ίΐιε 5ί3ήοη οί ήιε Νε\ν Κ3Ϊΐ\ν3γ $ΐ3ήοη 3ΐκ1 ήιε υηίνεΓδίίγ 
5ΐ3ίΐοη ΐδ οοηδϊήεΓεή ίο 5ε 3η 3τε3 \ν5εΓε ϋΐιε ήίδοονοΓγ οί 3ηήςιπήθ5 ΐδ 
3δδε550(1 ίο 5ε ρΓοβββΙε. 

11.3 Ιη 03δε ήιε ήυτηήοη οί 3το53εο1ο§ίο3ΐ ίηνεδίΐ§3θοη5 ίη 15ε 3τε3 ήείϊηεή ίη 
11.2 35 ννεΐΐ 35 ΐη ήιε 3τε3δ \ν5ίο5 55311 5ε ίήεηήίιεή ίη ί5ε οοιιτδο οί ί5ε 
ρεΓίοπη3ηοε οί 15ε Ιηνεδή§3ήοη5 3ηή ίεδίδ ήυτϊη§ ί5ε ρΓερ3Γ3ήοη οί ι5ε 
Ρϊη3ΐ Οεδΐ^ηδ 35 ρΓθ5351ε ίο οοηί3Ϊη 3Γθ53θο1ο§ίθ3ΐ ίΐηήίηςδ, ήοεδ ηοί 
εχοεεή δϊχ (6) ιηοηήΐδ, ί5ε Οοηοε55ίοη3πε 55311 ηοί 5ε εηήήεή ίο 3 ήπιε 
εχίεηδΐοη ογ οοπιρεη 52 ήοη. 

Τ5ε ήιιτηήοη οί 3το53εο1ο§ίθ3ΐ ΐηνε5ή§3ήοη5 55311 5ε οοηδϊήεΓεή ίο 5 ί 3 τί 
ιιροη ΐ5ε ήηγ ίο11ο\νίη§ Λε άζγ οί ί5ε ίΪΓδί ήήοονοΓγ 3Π{1 ΐεπηίη3ΐε υροη ί5ε 
ήυγ οί οοπιρίεήοη οί ί5ε ΐ3δί 3το53εο1ο§ίθ3ΐ ιηνο5ή§3ήοη5. 

11.4 Ιί 3το53εο1θ5Κ3ΐ ήίδοονεήεδ 3ικ1/ογ ίηνεδήρήοηδ 3ήνεΓ5θ1γ 3ίίεοΐ 15ε 
οήήθ3ΐ ρ3ϊ5 οί 15ε ΡΕΚΤ ήί3§Γ3ΐη οί ί5ε ν/οΓΐ:5 35 υρήηίεή ίτοιη ήπιε ίο 
ήπιε ογ 3πν οήιεΓ ήε3ή1ίηε ρΓονίήεή 5εΓειη, ίηο Οοηοοδδίοηηπο 55311 5ε 
εηήήεή ίο 3 οοιτε5ροηήίη§ εχίεηδΐοη οί ί5ε Οοηδίτυοήοη Ρεήοή ογ οΓ ί5ε 
53ΐή ήευήΐίηο 3ηή ίο Ροδίήνε ϋ3πΐ3§ε5 ίη τεΐ3ήοη ίο 5ΐιο5 ενεηίδ ίη ήιε 
ίο11ο\νίη§ ΟΒδεδ: 

3. Ιη 035ε οί 3 ήυτυήοη οί ί5ε 3το53θθ1θ2ίθ3ΐ ίηνο5ή§3ήοη5 ίη ήιε 3τε35 
ήείϊηεή ίη 11.3 εχοεεήίη§ δϊχ (6) ιηοηήΐδ; ογ 

5. Ιη 035ε οί 3 ήυτ3ήοη οί ήιε 2το52εο1θ£ίθ3ΐ ίηνο5ή§3ήοηδ 1οο3ίεή 
εΙδελνήεΓε ήΐ3η ί5ε 35ονε 3Γ035 εχοεοήϊη§ 30 (ήήηγ) ή3γδ ίη ίοί3ΐ ογ ίη 
035ε οί 5ΐιο5 3 ήυτηήοη ίη τεΐ3ίίοη ίο 3 δίηείε ήίδοονεΓγ οχοεεήίη§ 15 
(Γιίίεεη) ήηγδ. 

διή^εοί ίο ήιε ρΓονίδίοη οί ρ3Τ3§Γ3ρ5 11.5 οί ήιε ρΓΟδεηί 3τήο1ε, ν/5εη ίη ήιε 
03505 ήείϊηεή ίη ήιε ρ3Τ3§Γ3ρ5 ΗεΓεοί, ήιπαήοηδ εχοεεή ήιε 35ονε Ιΐπήίδ 
ρΓονίήοή 035ε 5γ 035ε, 3ηή ύτεδρεοήνε οί λνΗοήιεΓ ογ ηοί δΐιοή ενεηίδ 3ίίεοί 
ήιε οπήουί ρ3ήι οί ήιε ΡΕΚΤ ήί3βΤ3πι οί ήιε \νοΓ5δ, ήιε Οοηοε55Ϊοη3Ϊτε 
55311 5ε ρ3ΐή 5γ ήιε 5ί3ίε ήιε Ροδίήνε ϋ3πΐ3§ε5 ήι τεΐ3ήοη ίο δυο5 ενεηίδ 
ίοΓ 5ΐιο5 ρεήοή οί ήπιε εχοεεήΐη§ ήιοδε Ιΐπήίδ. 

11.5 Τ5ε Οοηοο55ίοη3ΪΓε, νν5εη 0Γ§3ηί5Ϊηβ ίΐδ δίίεδ, 55311 ί3ΐίε 311 ηεοε 553 τγ 
πιε35ΐπε5 50 35 ίο πιονε, ίί ροδδίήΐε, ίίδ εςιήρπιεηΐ 3ηή πΐ3ηρο\νεΓ ίτοιη οηε 
ν/0Γ5 β-οηί ίο 3ηοήιεΓ, νήήιουί δεείαηβ 3ήήίήοη3ΐ οοπιρεηδβήοη, ϊη ΟΓήοΓ ίο 
τεήηοε ήιε ήείβγδ 03Π5εή 5γ ήιε 3το53εοΙο§ίθ3ΐ ίηνεδή§ 3 ήοηδ. 

11.6 Τ5ε Οοηοεδ5ίοη3Ϊτε 55311 ρβγ ήιε οοδί οί ήιε \νοή <5 εχεοπίεή 5γ ήιε 
3το53εο1ο§ίο3ΐ δεηήοε 3ηή 55311 ρΓονίήε ήιε Γεςυίτεή 355Ϊ5ί3ηοε. Τ5εδε οοδίδ 
πΐ3γ 3ΐδο ίηοΐυήε ίο11ον/ίη§ ήιε δετνίοε’δ 3ρρΓον3ΐ, ήιε Γε§πΐ3Γ 3πή εχΐΓ3 
00Γηρεηδ3ήοη5 οί ήιε 3Γθ5ηεο1ο§ίθ3ΐ δετνίοε’δ ρεΓδοηηεΙ. $υο5 \νοή(5 55311 
5ε ρποεή 35 3το53εο1θ8ίθ3ΐ \νοή<5 3ηή 55311 5ο οειτίίϊεή [ ίο ή|ε 
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ΟοηοεδδΐοηΕΐτε 3.5 ΡεγεΙΙοΙ Ψοτίίδ. Αδ ίοτ ί5ε τεδί, ί5ε ρτονΐδΐοηδ οί ΕΠΐοΙε 
6.6.3. Ηετεΐη δΗηΙΙ 5ε Ερρίΐεά. 

11.7 Ιί ίο!1ο\νΐη§ ί5ε δετνΐοε’δ ΐηδίηιοίΐοηδ, 3το53εοΙο§ΐθ3ΐ ίηνεδίΐβΕίΐοηδ ετο 
εχεοιιίεά 5γ εΐώετ ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε ογ ί5ε Οοηδίταοίοτ, ιπκΙεΓ ί5ε 
δΐιρεΓνΐδϊοη Εηά §ιιΜΕηοε οί ί5ε 3το53εο1ο§ΐθ3ΐ δετνΐοε, δαο5 ννοτ^δ δΗβΙΙ 5ε 
οΐ3δδΐ5ε(1 35 ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ΡΕΓΕίΙεΙ \νοτ1ί5 επτΙ 55311 5ε οεηΐδεά οη 3 άαγ- 
Γ3ίε 53δϊδ, 3ηά Λεϊτ οοδί 55ε11 5ε ΐηοτεΕδεά 5γ 3 ρετοεηί3§ε οί εΐ§5ίεεη 
ρεΓεεηΐ (18%) ίοτ §εηοΓ3ΐ ονεΓ5ε3(ί 3ηά οοηίτΕοίΟΓ’δ ρτοίιΐ, 3ΐκ1 δ5α11 5ε 
τεάυοεά 5γ ί5ε (ϋδοοιιηΐ ρετοεηίΕ^ε οίΕΓίϊοΙε 6.3.4 Πετείη. 

11.8 Ιη ί5ε ενεηί οί άΐδοονειγ ΐη 3ηγ δΐίε, οί ΚΕΖΕτάοιίδ πΐ3ΐεπ3ΐ, εοηΐ3πτΐη3ίε(1 
πΐ3{επ3ΐ, ιηιιηΐίΐοηδ ογ οί5ετ <ΐ3η§εΓ0ΐΐ5 πίΕΐεπαΙ ογ δυο5 πίΕΐεπΕίδ 3τε 
άΐδοονετεά ΐη 3η Εά]3οεηΙ 3τε3 ίο ±ε δΐίε νν5ΐο5 ΕίΤεοί ί5ε ορεΓΕίΐοη οί ί5ε 
δΐίε ογ 3ηγ ρ3Γΐ ί5ετεοί, Λε (ΖοηοεδδΐοηΕπ-ε ΓΠΕν, 31 ί5ε δί3ίε’5 οοδί 3η(1 
Γεδροη5Ϊ5ΐΙΐΙγ, ϊε5ο 15ε ηεοεδδ3τγ πιεΕδίιτεδ ίοΓ ί5ε ιιηο5δίπιοΐε(1 ορεΓΕίΐοη 
οί ί5ε δΐίε ι5εϊ ΐί 55ε11 3§τεε \νΐί5 ίΐιε δΐ3ϊε. 

Ρογ ί5ε 35ονε τηεηίΐοηεά ΕάάΐίΐοηΕΐ \νοτ5δ, ώε ρΓονΐδΐοη οί ρ 3 Γ. 11.4 5ετεΐη 
δΡαΙΙ 5ε 3ρρ1ΐθ35Ιε ηιυΐΕίΐδ πηιΐ3η(1Ϊ5 \νΐί5 ώε εχοερίΐοη οί 03505 “ε” Εηά 
“5”. 

11.9 Τ5ε δίΕίε §ηΕΓ3ηίεεδ 15 εϊ ί5ε οοιηρείεηϊ ΕΐιίΡοπίΐεδ 55 ε 11 ιίδε ί5εΪΓ 5εδΐ 
είίοΓίδ ίο τηΐηΐιηΐδε ογ Ενοΐά 3ηγ εοδίδ, εχρεηδεδ, ά3πΐ3§ε5 ογ άεΐΕγδ οτεΕίεά 
ίο 15ε ΐηνοίνεά ρεΓδοηδ 5γ 3ηγ άΐδοονειγ ογ τεπιονΕί οί 3το53εο1ο§ΐθ3ΐ 
ίϊη(ίΐη§5 ογ ΚΕΖΕτάοιίδ ηΐΕΐεπαΙ ογ οΛογ τεΙενΕηί τειηεάΐΕΐ ννοΗίδ, τείεττειΐ ίο 
ΐη ί5ε ρΓεδεηί ΕΠΐοΙε. 

12. Α50ΕΚΤΑΙΝΜΕΝΤ ΟΡ \νθΚΚδ ΟΟΜΡΕΕΤΙΟΝ 

ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΡ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΑΝϋ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝΟΕ ΟΡ 
ΤΗΕ ΜΕΤΚΟ 

12.1 ΟεΓίιίίεηίε οί\νοΓΐ<5 ΟοιηρΙβίίοπ 

12.1.1 Ρτονϊάεά ιΗεΙ ί5ε ΙηίεπηεάΐΕίε (ΖοΓΐϊίίοΕΙεδ ΐη τεδρεοί οί ί5ε δεοίΐοηδ οί ί5ε 
Ρτο)εοί ι5ε οοιηρίείΐοη οί νν5ΐο5 ΐδ ΐπιρεΓΕίΐνε ίοΓ ΐ5ε ορεΓΕίΐοη οί ί5ε Μείτο 
53νε 5εεη ΐδδΐιεά, 15ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 55ε11 ΐηίοπη ί5ε δετνΐοε, 15ε 
Ιηάερεηάεηί Εη^ΐηεετ οηά 15ε ΑώηΐηϊδίΓΕίοΓ ΐη \νπιϊπ§, ι5εΙ εΙΙ τεΙενΕηί 
ινοΓ^δ 5ηνε 5εεη 5ϋ5δί3ηίΪ3ΐ1γ οοπιρίείεά 3η(1 ί53ί ίΚε Μείτο ΐδ τεαάγ ίο 5ε 
ίεδΐεά ίοτ ορεΓΕίΐοη, ί5ε εοπηηεηοεπιεηΐ οί \ν5ΐο5 55 ε 11 5ε άοηε ίϊήεεη (15) 
άΕγδ ηΡίετ ι5ε (ΤοηοεδδΐοηΕΐτε’δ 35ονε ηοίΐίΐοΕίΐοη. \νΐι5ΐη ί5ε 35ονε 15 
άηγδ ΐϋηε Ιιπυί, ί5ε δετνΐοε, ίΐιε Α(5ηΐηΐδίΓ3ί0Γ 3η<1 ί5ε οοπιρείεηί δετνΐοε οί 
ί5ε Μΐηΐδίτγ οί ΤΓΕηδροΓίΕίΐοη Εηά ΟοιηπιιιηΐοΕΓΐοηδ, 55ε11 ΐηίοπη ΐη \νπίΐη§ 
ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε οί ί5ε ΓερτεδεηίΕίΐνεδ ί5εγ 53νε Ερροΐηίεά ίοτ ί5ε 
ΐηδρεοιΐοη οί ί5ε Μείτο*5 Ιεδίΐη§ ορεΓΕίΐοη. 
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ΤΗβ Βοορε οί ίΗε ίεδίίη§ ορετΕίίοη οί ίΗε Μείτο, \νΗίοΗ ννϊΐΐ ί 3 Ηε ρΐ 3 οε ικκΙογ 
Γ6&1 ορετΕίίοη οοηιϋίΐοηδ (ήιΐΐ 1οε<1, ηοτηίηΕΐ εη§ίηεδ ροννετ), δΗ&Π Ηε ίο 
ενίάεηοε οοιηρΙίΕηοε Ιο ίΗε ΕοοερίΕηοε οτίίετίΕ, ϊπ 3 οοοτ(ΐ 3 ηοε ν/ίιΗ ιΗε 
Ερρτονεά ΡίηΕΐ ϋεδί^ηδ αηοΐ Αηηεχ 1 Ηετεοί. 

ΤΗε άιιτΕίίοη οί ίΗε ίεδίίη§ ορετΕίίοη οί ιΗε Μείτο 5 Ηε 11 5ε ίΗε οηε άείΐηεά 
ϊη ίΗε Οοηδίηιοίϊοη Τϊιηε δοΗεΗιιΙε οί Αηηεχ 7, 3δ αρ(ΐ3ίε(1 &οπι ιίτηε ίο 
ήπιε. 

12.1.2 Αι ίΗε εη<3 οί ίΐιε ΕΗονε ίεδίΐη§ ρετίοά Εηά ννίιΗϊη Μεεη (15) (ΐΕγδ &οπι ίΗε 
ηοίίΓιοΕίΐοη δεηί Ηγ ιΗε Οοηοεδδίοηβίτε ίο ίΗε δεΓνΐοε, ίΗε Ιη<1ερεη<1εηΐ 
Εηβίηεετ 3η<1 ίΗε ΑάηιίηίδίΓΕίΟΓ ίη ί1ΐ3ί τεδρεοί, ίΗε ΙηΗερεηάεηί Εη§ίηεετ 
5Ηε11 3ίί6Γ 1ΐΕνίη§ 3δοεΠ3Ϊηε(1 3) ϊΗεΙ ίΗε \νοτΗδ ΗΕνε Ηεεη δυΗδίΕηίΪΕΐΙν 
οοτηρίείείΐ Εηά ιΗεΙ ίΗε ΕοοερίΕηοε επίεπ3 1ΐ3νε Ηεεη πιεί Εηά 5) ιΗει ιΗε 
Αώηίηϊδίτ3ΐθΓ 1ΐ3δ ηοί λνϊίΗϊη 3 ΗεΕάΙίηε οί ίΐνε (5) 03γδ εχρτεδδεά 
οΗ)εοίϊοηδ \νίΐΗ τε§Επ1 ίο ίΗε Ηε§ίηηίη§ οί ορετΕίίοη οί ίΗε Μείτο, ίδδμε ίΗε 
ν/οτΗδ ΟοπιρΙειΐοη ΟετίιΓιοΕίε, ϊη οοΙΙεΠογειϊοπ \νΐίΗ 15ε οοτηρείεηί δετνίοεδ 
οί ίΗε Μίηίδΐτγ οί ΤτΕηδροτίΕϊίοη Εηά ΟοτηιημηίοΕίίοηδ, επΗ 5ΗηΙ1 ηοΐίίγ ίΗε 
δεΓνΐοε επ< 3 ίΗε ΒεπΠ Α§εηί 3θοοπϋη§1γ. 

12.1.3 Ιη ΟΕδε οί άείίοίεηοίεδ ίη ίΗε Μείτο ογ/εογΙ οί ηοη-οοπιρ1Ϊ3ηοε ίο 3ηγ οτίίετίΕ 
οί 3Πΐο1ε 12.1.1, ίΗε ΨοτΗδ Οοτηρίείίοη ΟετίιΓιοΕίε 5 Ηε 11 Ηε ϊδδυεά ννΐίΗ 
τετηΕτΙίδ. Αδ δοοη 35 ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε 5 Η 3 ΙΙ τεοίίίγ δΐιοΗ άεΓιοίεηοίεδ, 
ννΗΐοΗ 3ίίεοί ίΗε δμΗδίΕηίΪΕΐ οοπιρίείίοη οί ίΗε Μείτο, ίί 5 Ηε 11 τε-δίΐΗπιΐί ϊίδ 
τεςηεδί ίο ίΗε Ιηοίερεηάεηΐ Εη§ίηεετ Εηά ίΗε ΐ3ίΐετ 5Η&11 ΐδδΐιε ίΗε ΨοτΠδ 
ΟοιηρΙείίοη ΟετίιΓιοΕίε ν/ΐΐΗίη Γιίίεεη (15) άμγδ. δ3ηιε ρτοοεΗητε 5 Η 3 ΙΙ Ηε 
τερεΕίεά ίϊΐΐ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε τειηε<1ΐε5 3.11 δυοΗ (ΙεΓιοίεηοΐεδ ννΗίοΗ Είίεοΐ 
ίΗε δΐιΗδϊΕηΐΪΕΐ εοιηρίείΐοη οί ίΗε Μείτο, ϊη οτάετ ίοτ ίΗε Ιηάερεηάεηί 
Εη§ίηεετ ίο ίδδμε ίΗε ν/οτίίδ Οοπιρίείίοη ΟετίιΓιοΕίε ννίιΗουί τεπίΕτΗδ, ίη 
τεΐΕίίοη ίο δυΗ)εοΐδ ννΗίοΗ οονιΐά ηΐΕίεπΕίΙγ ίτηρΕΪτ ίΗε 53ίε Εηά μηίιηρεάεά 
ορετΕίίοη οί ίΗε Μείτο. ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε τεδετνεδ ίΗε π§Ηί ίη ΟΕδε ίΗε 
Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεετ Ηε 5 τεπίΕτΗδ αΡίετ Εηγ οί ίΗε δΐιΗτηίδδίοη / τε- 
δυΗπτίδδίοη πιεηίίοηεά ΕΗονε, εΐίΗετ ίο Εοοερί ίη Ηιΐΐ οτ ίη ρΕτΐ ίΗεδε τεπίΕτΗδ 
οτ ίο οοηδίάετ ίΗε πίΕΐίετ ψ 3 άίδρμίε ννΗίοΗ βΗεΙΙ Ηε δείίΐεά ίη 3θοοτ(ΐ3ηοε 
ννΐίΗ 3τΐίο1ε 38 οτ/Εηά 39 Ηετείη. ΤΗε 3Ηονε οετίϊίιοΕίεδ οί ίΗε Ιηάερεηάεηί 
Εη§ίηεετ 3τε εΙβο δήηυΙίΕηεουδΙγ ηοιίΓιεά ίο ίΗε δετνίοε. 

12.1.4 Ιη 0 Ε$ε ννΗετε ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεετ ίΕΪΐδ ίο Εηδννετ ννίΐΗίη ίΗε (1ε3(11ίηε 
οί Γιίίεεη (15) <1αγ5 ιηεηΐίοηείΐ ίη ρΕΤΕ§τΕρΗδ 12.1.2 Εηά 12.1.3 Ηετείη, ίΗε 
ΟοηοεδδίοηΕίτε πίΕν τείετ ίΗε πίΕΐίετ ίοτ τεδοΐυίίοη ίο ίΗε άϊδρυίε τεδοΐιιίΐοη 
ρτοοεάυτε. Ιη δυοΗ ΟΕδε, ίΗε ηΐΕΐίετ ίδ τείειτεά ίο ίΗε ΡΕηεΙ, ννΗΐοΗ 5 Ηε11 ΙεΗο 
ε (Ιεοίδίοη ννίιΗίη ε πίΕχίηιυπι (ΙεΕάΙίηε οί 28 άΕγ5 6 όπι ίΗε άβγ ίΗε πίΕΐίετ 
\ν3δ τείειτείΐ ίο ίί. Ιη ίΗε ΟΕδε ν/Ηετε ίΗε ΡΕηεΙ άεοϊΗείΙ ιΗεΙ ίΗε ΨοτΗδ 
Οοπιρίείίοη Οετΐίίϊθ3ίε δΗουΙΗ ΗΕνε Ηεεη ίδδυεά, ίΗε ΐΕίΐετ 5 Ηε 11 Ηε «Ιεειτιεοί 
ίδδυοΗ. 
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12.1.5 Ιη 0356 ννΙιεΓε ίΗε Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεεΓ ίδδυεδ ι5ε ν/οίΗδ Οοπιρίειίοη 
ΟειΐίίιοΕίε ννίΐΗίη ίΗε άε&άΐίηε οί 15 άαγ5 οί 3Γΐίο1ε 12.1.3 Ηεΐείη, ίΗε δίΕίε 
υΐ 3 γ \νίι5ίη 3 άε&ά1ΐηε οί - Γίνε (5) ά&γδ &οπι ίΗε ηοίίίίοΕίίοη οί 15ε 35ονε 
ΟεΓΐίίιοΕίε, ΗΕνε Γεοουτδε ίο ίΗε ΡεποΙ οί ΕχρεΠδ οί ατΐίοίε 38 ΗεΓείη. Αδ ίοΓ 
ϊ5ε Γ6δί 3η(Ι ϊη Γείαύοη ννίΐΗ ίΗε 35ονε Γεεοατδε, 3Γΐίε1ε 12.1.4 ΗεΓείη δΗαΙΙ 
5ε Ερρίΐεά πιιιΐ3ϋΐδ πιαίΕΐκϋδ. 

Ιη 03 δε ννΗεΓε ίΗε πιαίίεΓ Ηε 5 Ηεεη τείειτειΐ ίο ίΗε ΡβηεΙ Ηβδεά οη ίΐιε 
ρΓονΐδίοηδ οί Ετΐίοίε 12.1.4, ιΗε Ρ3ηε1 δΗηΙΙ δίπηαΙΐΗηεοαδΙγ Ιη 3<6 3 (Ιεεϊδίοη 
οη ίΗε ο5]εοίΐοηδ 3 ηά οη ίΗε πίΕίίεΓ, ννίΐΗίη ί5ε ΓεΙενΕηί άεΕίϋΐηε οί βτΐίοίε 
12.1.4. 

Ιη ίΐιε 03 δε ννΙιεΓε ο5)εοΐίοηδ 3τε ΓΕίδεά 5γ ίΗε δίΕίε, ίΗε ΟοηοεδδίοηΕσε ογ 
ίΐιε Α(1πιΐηΐδΐΓ3ΐθΓ 35 ρεΓ ΕΗονε, ίΐιε Οοοά ΡεΓίοπτίΕηοε ΕείίεΓ οί 0ιΐ3Γ3ηίεε 
$5311 5ε ϊπυηεάϊ3ΐε1γ τεΙεΕδεά ΕίΙεΓ ί5ε ΐδδυε οί ι5ε άεοίδίοη οί ί5ε Ρ3ηε1 
οοηίίπηίη§ ί5ε ρΓορεΓ ΐδδυε οί ί5ε \νοΓΐ<5 Οοπιρίειίοη ΟεπίίΐοΕίε. 

Ιη ί5ε 0356 ννΗεΓε ίΚε Ρ3ηε1 οί 3ΐΐϊο1ε 38 <3θ65 ηοί οοηίϊπη ί5ε ίδδΐιε οί ί5ε 
λνοΓίνδ Οοπιρίειίοη ΟεπίίΐοΕίε, ί5ε ΟοηοεδδίοπΕίτε ηΐ3γ τείεΓ ι5ε <1Ϊ5ρηΐε ίη 
ΕοοοΓίΙαηοε ννίίΗ βτϋίοίε 39 ΗεΓείη. 

12.1.6 ΨίιΗίη ίιίΐεεη (15) άΕγδ ίτοπι ί5ε ΐδδΐιαηοε οί ί5ε ν/οΓΐο5 Οοπιρίειίοη 
ΟεΓΐίίιοΕίε, λνίΐΗουί 5η5δί3ηίί3ΐ ο5δ6Γν3ίίοη5, ί5ε Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεεΓ 55311 
άτ 3 \ν υρ 3 η εχΗΕυδίίνε Ιΐδί ννίίΗ 311 ίΚε ηοη 5ΐι55ΐ3ηΐΪ3ΐ ννοΐΗδ ίο 5ε εχεουίεά 
<1είΐηίη§ ίη 63θ5 0356 ίΗε άυτΕίίοη οί ώηε \νίιΗίη ινΗΐοΗ 63θ5 ννοώ ιηυδί 5ε 
εχεουίεά, Ι 3 ΐάη§ ϊη εοηδϊάεπιΐίοη ί5ε ηΕΐυτε οί ί5ε 35ονε λνοώδ 3ηά ίΗε 
ηεο6553Γν Εοΐίοηδ ίο 5ε ίηΐίεη ίοΓ ΰιεΪΓ οοπιρίειίοη. Τ5ε ΟοηεεδδίοηΕίτε 5 Ηε 11 
εχεοηϊε ί5εδε ινοώδ ινίιΗίη ίΗε ρΓ0§Γ3πΐΓηε(1 ώηε. \νίιΗίη ίιίΐεεη (15) ά3γ5 
ίτοπι ιΗεΐτ οοπιρίειίοη 3η<1 ίυιΐΗεΓ ίο 3 ρποΐ ηοΐίοε 5γ ί5ε ΟοηεεδδίοηΕίτε ίο 
ί5ε δετνίοε Επά ί5ε Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεεΓ, ί5ε ΐΕίΐετ ΐδδιιεδ ί5ε Οοπιρίειίοη 
ΟεηίίιοΕΐε οί δΐαο5 \νοώδ. Ιί ίί ί3Ϊ1δ ίο άο 50, ίΗε δίΕίε ίδ εηίίιίεά ίο εχεουίε 
δΐιο5 ννοώδ οη 5ε53ΐί ηηά 3ί ίΗε εχρεηδε οί ί5ε ΟοηοεδδίοηΕΪτε. 

12.2 Οοπιπιεηοεηιεηί οί ΟρβΓ3ίΐοη 

Τ5ε ΟρετΕίίοη Εηά εχρ1οίΐ3ίίοη οί ί5ε Μείτο 5γ ί5ε ΟοηεεδδίοηΕπε, 55311 
οοππηεηοε, ρΓονίάεά: 

12.2.1 Τ5ε Ψοτίίδ Οοπιρίείίοη ΟειΐίίιοΕίε ίδ ίδδυεά ογ \ν5εη ί5ε ηε§3ίίνε άεείδίοη 
535 5εεη ίδδΐιεά 5γ ί5ε Ρηηεΐ οη ί5ε ροδδΛΙε τεΐενηηΐ ο5)εείίοηδ οί ί5ε 
δετνίεε. 

12.2.2 Τ5ε ορεΓΕίίοη ρεππίί οί 15ε Μέσο ίδ ίδδαεά 5γ ί5ε Μίηίδίτγ οί 
ΤΓ3η5ροΠ3Ποη 3ηά ΟοπσηυηίεΕίίοηδ. 

12.3 Ορ6Γ3ίΐοη Ρετπιιί οί ίΗε ΜείΓΟ 
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12.3.1 ΤΗε δετνίεε 5 Η 3 ΙΙ ηοϋίγ ίη \νπΐίη§ ϋιε Μίηίδίτγ οί ΤτΕηδροΓίΕίίοη &η<3 
Οοπιιτιαηΐεαήοηδ, 35 δοοη 35 ϋιε \νοϋ<5 Οοτηρίειίοη ΟεΓίίΓιοΒΐε ίδ ίδδυεϋ 
3οεοπϋη§ ίο ϋιε 3Ηονε. ΤΗε Μίηίδίτγ οί ΤΓ3ηδροΓΐ3ίίοη 5 Η 3 ΙΙ ίδδυε ϋιε 
ορετΕϋοη ρεπηίί \νίϋιίη ίϊίίεεη (15) ϋηγδ Γγοπι (Ηε ίδδυε οί Ιίιε λνοτΕδ 
(ΓοτηρΙείϊοη ΟεπίΓιεβίε ογ Γγογπ ϋιε ίδδυε οί ϋιε ϋεοίδίοη οί ϋιε Ρ&ηε1 
3οεοπϋη§ ίο ϋιε 3Ηονε απίείε (12.2.1.) εικ! ηοϋίγ ίι (ο (Ηε Βηλ 1< Α§εηί. 

12.3.2 Ιη ΟΕδε ϋιε Μίηίδίτγ οίΤταηδροτίαΐίοη απά (ΓοιηιηυηίοΕϋΰηδ ϋεΐηνδ (Ηε ίδδυε 
οί (Ηε Μείτο’δ Ορεπιίίοη ρειτηίΐ, ίη τεδρεοί οί ϋιε ϋε3(11ίηε οί 3τϋο1ε 12.3.1, 
ϋεδρίίε (Ηε εοηευιτεηοε οί (Ηε ίεπηδ δει ουί ίη ρτεδεηί 3τϋο1ε, ϋιε 
Οοηεεδδΐοη Ρετίοϋ δΗβΙΙ Ηε εχίεηϋεϋ Γογ ά ϋτηε εςυηΐ ίο Πιε ϋεΐ 3 γ βτκΐ ϋιε 
Οοηεεδδίοη&ΪΓε δΗηΙΙ Ηε οοπιρεηδΕίεϋ ίοΓ ϋιε Ροδίίίνε 03τη3§εδ ίί δΐιαίΐ 
δυδίΕίη Εδ 3 τεδυΐί οί ϋιε 3Ηονε ϋεΐ3γ. Ιί ίΗε ϋεΐηγ εχίεηϋδ Γογ 3 ρετίοϋ οί 
πιοΓε ϋΐ3η οηε (1) πιοηϋι 3ίίετ ϋιε ϋεΕϋΙίηε οί 3τϋοΙε 12.3.1, ϋιε ορετηϋοη 
ρεπηίί οί ϋιε Μείτο 5 Η 3 ΙΙ Ηε ϋεετηεϋ ίδδυεϋ Ην ηιεηηδ οί α 1ε§3ΐ ρΓεδυτηρϋοη 
υροη ϋιε εηϋ οί ϋιε πιοη(Η. 

Ιη ϋιε οαδε ννΗετε (Ηε Ηεηηηίηίΐ οί Ορετ3ίίοη 3ηά Μαίηιε;ΐ 3 ηοε οί ϋιε Νίεπυ 
ΐδ ϋεΐανεϋ ϋυε ίο 3 ϋεοίδίοη οί ϋιε Ρηηεΐ οί ΕχρεΠδ ηιΐίηη 3ε3ΐηδΐ (Ηε 
Γείεχ-α,ηΐ οΗ)εοΐίοηδ οί ϋιε δετνίοε, ϋιε ΟοηεεδδίοηηίΓε ίδ εηϋϋεϋ ίο 3 
οοτηρεηδΕΐίοη Γογ ίίδ Ροδίίίνε Οατηαεεδ 3ηϋ ίο 3η εχίεηδίοη οί ϋε3ϋ1ιηε 
ερυ3ΐ ίο ϋιε ϋοίηγ. 

12.3.3 ΤΗε 3Ηονε ρΓοεεϋυτε δΗαΙΙ Ηε 3ΐδο ίο11ο\νεϋ ιη 035ε 3 ρ3Π οί ίΗε Μείτο ίδ 
εοΓηρΙείεϋ \νΗίοΗ οουΐϋ Ηε ίηίε^ΤΕΐΙγ ορετηίεϋ. Ιη δυοΗ 3 03δε, 3 ρτονίδίοηΕΐ 
\ν'οΓΗδ δυΗδίηηίίηΙ Οοπιρίείίοη ΟτϋΓιοηίε 3ηϋ 3 ρίονίδίοπΕί ορεΓ 3 ΐίοη 
ρεπηϊί 5 Η 3 ΙΙ Ηε ΐδδυεϋ Γογ δυοΗ ρπτΐ οί ϋιε Μείτο. 

13. (ΓΟΝΤΚΙΒϋΤΙΟΝ ΑϋνΑΝΟΕ ΡΑΥΜΕΝΤ 

13.1 υροη ϋιε ίδδυε οί ίΗε τε1εν3ηί Ιηίεπηεϋί3ίε (ΙεπίίϊοΕίεδ Ηγ ϋιε Ιηϋερεηϋεηί 
Εηείηεετ, 3ηϋ ϋιε δυΗππ^δίοη οί ίΗε τε1εν3ηί 3ρρ1ίε3ϋοηδ Γογ ρΕτΐίηΙ 
ρηντηεηί Ηγ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε, ϋιε ΟτεεΗ δοιε 5 Η 3 ΙΙ ρ3γ ίο ϋιε 
(Γοηοεδδίοηηίτε ίΗε εοιτε5ροηϋίη§ 3πιουηΐ5 οί ίΗε (2οηίηΗυϋοη, ίη 
3εοοΓϋ3ηεε \νίϋι ίΗε ίεπηδ δει ουί Ηετείη. 

13.2 ν/ίϋιίη οηε (1) πιοηϋι &οητ ϋιε Είίεοϋνε ϋ3ίε, (Ηε (ΕοηοεδδΐοηΕίΓε 5 Η 3 ΙΙ Ηε 
§ίνεη Ηγ (Ηε ΟτεεΗ δίπίε, ίοΐΐον/ίηβ 3 τε1εν3ηί τερυεδΐ, 35 3η ίηίεΓεδί Ηε 3 τίη§ 
3(1ν3ηοε ρηγπιεηί, 3η 3τηουηί εη[α3ΐ ίο Γίνε (5%) ρετ οεηί οί ϋιε Εδ03ΐ3ίεϋ 
ΟοηίτίΗυϋοη, ίη Ογ3οΗγπ 3 3ηϋ ΕΟϋ, 35 οί ίΗε Είίεοϋνε Οβίε, ίή 3οεοΓϋ3ηοε 
\νίίΗ 3τΐίο1ε 6. 

ΤΗε 3ϋν3ηοε ρ3γτηεηί 5 Ηε 11 Ηε βίνεη ίο ϋιε (ΤοηοεδδίοηβίΓε ρτονίϋεϋ (Ηε 
ΐ3ίΐεί ίυπιίδΗοδ ίο (Ηε ΟτεεΠ 5(π(ε Ιείίετδ οί §υ3Τ3ηίεε Γογ 3 η 3 τηουηί εςυ 3 ΐ 
ίο ϋιε δύτη οί ϋιε Εϋνηηοε ρβντηεηΐ ρΐυδ ίηίετεδί, οηίουΐηίεϋ Γογ 3 ρετίοϋ 
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εςιιαΐ ίο Ηηΐί Αε (Γοηδίηιούΐοη Ρεποά, 3ί αη ΐηίετεδί Γ 3 ίε εηΙουΐΕίεά 35 
ίο11ο\νδ: 

3. Ρογ Αε ρ3τί οί Αε Εάνβηεε ρΕγτηεηί εχρτεδδεά ΐη ΟγεοΗπιε, Αε 
ΐηίετεδί Γ3ίε οί Αε ΐηίετεδί Ηε3τΐη§ 3<1ν3ηοε ρβγτηεηίδ ΐη ΡυΗΙΐε ν^οΑδ, 
ναΐΐίΐ οη Αε ΒυδΑεδδ ϋ3γ ΓβΙΙϊηβ ΑυηεάΑίεΙγ Πείοτε Αε άαίε οί ίδδυε 
οί Αε ηΗονε Ιείίετ οί §υ3Γ3ηίεε, ίοίΑγ δεί 31 85% οί Αε Αίετεδί Γ 3 ΐε οί 
Αε δίχ πιοηΑ (Ιυτηίΐοη ΐηίετεδί Ηε3τΐη§ ηοΐεδ. 

5. Ρογ Αε ρητί οί Αε 3<1ν3ηοε ραγπιεηί εχρτεδδεά ΐη ΕΟΙΛ Αε ΐηίεΓεδί 
Γ3ίε δΗαΙΙ Ηε εςυ&1 ίο εΐ§Ηίγ ρεΓ οεηί (85%) οί Αε ΐηίεΓεδί Γ 3 ΐε οί 
(Ιεροδΐίδ ΐη ΕΟυ ίοΓ 3 ρεπο<1 οί 12 πιοηΛδ, λνΗϊεΙι ΐδ ρυΗΙΐδΗεί! ΐη 
Τε1εΓ3ίε ρ3§ε 3750 3ί 11.00 3.πι. (Εοηάοη ίΐιηε) οη ίΐιε Βυδΐηεδδ ϋ 3 γ 
ΐη ΑίΗεηδ ί3ΐϋη§ ΑυηεάΑίεΙγ Πείοτε Αε 031ε οί ίδδυε οί Αε 35ονε 
ΙείίεΓ οί βυ3Γ3ηίεε. 

ΤΗε 3ΓηοΓΐΐδ3ΐίοη οί Αε 3<1ν3ηοε ρβγιηεηί 3η<1 οί ίίδ Αίετεδί, δΗαΙΙ Ηε άοηε ΐη 
ρ3Γΐδ, Ηγ \νΐΑΗο1Αη§ οοιτεδροηΑηβ ρεΓεεηί3βεδ (Ρ) οί Αε 3 ΐηουηΐ οί Αε 
ρ3τΐδ οί Αε Εδοηΐηίεά ΟοηίηΗυΐΐοη ίο Αε (3οηοεδδΐοη3ΐτε, ίτοΓη Αε ρβγτηεηί 
οί δυ(Α ρατΐδ. 

ΤΗε 3Ηονε (Ρ) ρεΓοεηΐα§ε άεπνεδ ίτοπι Αε τείβίΐοη Ρ=(γ/5)χ100χ 1,10 \νΗετε 

γ Αε 3ΐηουηί οί Αε βάναηοε ρβγιηεηΐ ΐη Α3θΗπΐ35 ογ ΕΟυ τεδρεοίΐνεΐγ βηά 
5 Αε ρητί οί Αε Εδ03ΐ3ίε(1 ΟοηίτΐΗυίΐοη ώ Α^εΗπιηδ ζηά Ε(Γυ τεδρεοίΐνεΐγ 
Ααί Η35 ηοί γεί Ηεεη ραΐ<1 ίο Αε Οοηοεδδΐοη3ΪΓε υροη Αε §τ 3 ηίΐη§ οί Αε 
3<1ν3ηοε ρ3γτηεηί. Οοττεοίΐοη δ1)3ΐ1 Ηε πΐ3άε οη Αε ΐ 3 δί ρ 3 Π οί Αε 
3τηοΓίΐδ3ίίοη, δο Αηί Αε ίοίηΐ 3πΐ0ΓίΪ5ε(1 3ΐηοιιηί οί Αε 3(1ν3ηοε ρβγπιεηί ΐδ 
εςυ3ΐ ίο Αε 3(1ν3ηοε ρ3γπιεηΙ. 

Α1οη§ \νΐΑ Αε Γείεηίΐοη ίοτ ρ3ΓΐΪ3ΐ 3ΐηοΠΪ53ΐΐοη οί Αε 3(1ν3ηοε ρηγιηεηι, 3 
τείεηίΐοη δΗαΙΙ Ηε ηΐ3(1ε οη λνοΑεά Αίετεδίδ Α ηοεοΓάηηοε \νΐΛ Αε 3 Ηονε, 
ίοτ Αε ρητί οί Αε βάνβηεε ρβγτηεηΐ δίΐΐΐ ηοη-ΒΐηοΓΐΐδεΑ Αίετεδίδ 3 τε 
θ3ΐουΐ3ίεί1 υηίΐΐ Αε (Αίε οί δυΗπιΐδδΐοη οί Αε τεΐενβηί 3 ρρΙΐε 3 ίΐοη ίοτ ρ 3 ΠΪ 3 ΐ 
ρπγιηεηΐ, ίοτ 3 \νΗο1ε ηυιηΗεΓ οί ιηοηΑδ. Α & 30 ίΐοη οί 3 πιοηΑ ΐδ 
οοηδΐάετεά 35 3 ννΐιοίε πιοηΑ. 

ΤΗε Ιείΐετδ οί βυατβηϊεε 5 Η 3 ΙΙ Ηε τεΙεΕδεά Α ρητίδ, ίο11ο\νΐη§ 3ΐηοΓίΪ53ίΐοη 
ρτο^τεδδ οί Αε 3<1ν3ηοε ρβγτηεηί 3η(1 οί ΐίδ Αίετεδί. 


ϊ ί. ΡΙΝΑΝΟΙΝΟ ΟΓ ΤΗΕ ΡΙΚΜΕΟΤ ΒΥ ΤΗΕ ΟΟΝΟΕ55ΙΟΝΑΙΚΕ 


Μ Λ 


Γ Π ε ΓηηοεδδΐοπαΐΓε 
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Τ6ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ιιη(ΙεΠΕ]<εδ ί6ε ο61ί§Εΐίοη ίο ίϊηαηοε ί6ε Μειπ \νοΓΐ<δ 
3ηά ί6ε ΡΕΓΕίΙεΙ ν/οΓίίδ, Εδ \νε!1 Εδ ί6ε ορεΓΕίίοη επ< 1 πίΕίηΙεηΕηοε οί ι6ε 
Μείτο, δΐφ]εοί ίο εικ! ίη Εοεοπίαπεε \νίι6 ι6ε ρΓονΐδίοηδ οί ί6ε ΟοηίτΕεί. 

14.2 Εουίίν 

14.2.1 Τ6ε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε’δ Εςαίϊγ εοηδϊδίδ οί ί6ε εοηίπ6υΙίοηδ οί ί6ε 
δ6Ετε6οΜεΓδ ίη ί6ε δίίΕτε ΟΕρίίΕΐ οί Ιίιε ΟοηεεδδίοηαίΓε, απά οί Εηγ 
5ιι6θΓ<ϋη&ΐε<3 Εοαηδ. 

14.2.2 ΤΙιε Οοηοεδδίοηαίτε ωκΙβΓίαΙκεδ ίο ΙΐΕνε, υροη 16ε άΕίε οίΡίηΕηείΕΐ Οοδίηβ, 
ΓΕίδεά Εςαίϊγ ίη ΕοεοπίΕηοε ννίι6 16ε ίεπηδ Εηά εοηάίίίοηδ οί ιίιε ΡίηΕηείΕΐ 
ΡΙεπ Εδ οί δηε6 άΕίε. 

Ρογ Ιίιε ΓυΐΕηείη§ οί ιίιε Ιηνεδϋηεηί (Γοδί, ί6ε τεΐΕΐίοη 6εϊννεεη Εςαίϊγ επ<1 
Εοεπ ΟΕρίίΕΐδ δίΐΕΠ ηοϊ 6ε ίηίεποϊ ίο ί6ε ταΐίο 20% Εςαίϊγ ίο 80% Εοεπ 
ΟΕ ρίίΕΐδ, ιιηίεδδ ιίιε 5ΐΕΐε ίδ τεδροηδίβίε ίοΓ Εηγ ίηετεΕδε οί ί6ε Ιηνεδΐιηεηί 
(Γοδί. 

14.2.3 Ουιίησ ι6ε Οοηδΐταείίοη Ρεποά, ί6ε δΗοτε οΕρίίΕΐ οί ι6ε (ΙοηεεδδίοηΕίΓε 
δίιαίΐ 6ε ίηοΓεΕδεά Εηά ρΕίά αρ ίη ΕοοοΓάΕηοε \νιί!ι ί6ε ΡίηΕηεΐΕΐ ΡΙεπ, ε$ 
ϋράΕίεά &οπι ιίπιε ίο ίίπιε Εηά Εί Ιίιε εηά οί ί6ε (Γοηδίτυείίοη Ρεπο<1, Ιίιε 
δΙίΕτε οΕρίίΕΐ οί ί6ε ΟοηοεδδίοηαίΓε 56 ε 11 ηοϊ 6ε Ιεδδ ίΚαη ιίιε Μίηίτηυιη 
56ατε ΟΕρίίΕΐ. 

14.2.4 ϋιιπη§ 16ε ΟρεΓΕΐίοη Ρεηο<3, 16ε δΙίΕτε ΟΕρίίΕΐ οί ίΐιε (ΓοηεεδδίοηΕίτε δ6α11 
ηοϊ 6ε Ιεδδ ίΙίΕη ί6ε Μίηΐπιιηη 56Ετε ΟΕρίίΕΐ. 

14.2.5 ΡΕγπιεηΙ οί Ιίιε (ΓοηεεδδίοηΕΪΓε’δ Εςυίίγ δΡι&Π 6ε άοηε ίη ΕοοοΓάΕηοε \νίι6 
Ιίιε ΡίηΕηείΕΐ ΡΙεπ, Εδ υράΕΐεά &όπι ΐήηε ίο ϊΐτηε. 

14.2.6 Αηγ ΙτΕηδίεΓ οί δΙίΕτεδ οί ιίιε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ίδ δυ6|εοί ίο ύιε ρποΓ νντίίίεη 
εοηδεηί οί ιίιε Οτεε1< δίΕίε, δΐιοΗ εοηδεηί ηοί ίο 6ε αητεΕδοπΕ61γ ννϊΐ±ιίιε1(1 ογ 
άεΐΕγεά. Τ6ε δοΐνεηεγ Εϊκΐ Γε1ΪΕ6ί1ίίγ οί ί6ε ηε^ δίταοϊατε δΗΕΐΙ 6ε ίΗε 
επϊεπΕ ίη ί6ε §τΕηίϊη§ οί ί6ε δίΕίε’δ εοηδεηί. 

14.2.7 Νο πίΕίεπΕί ιηοίϋΓιοΕΙίοη οί ώε (ΖοηεεδδίοηΕίΓε’δ Απίεΐεδ οί ΑδδοεΪΕίίοη 
δΗαΙΙ 6ε άοηε ννίιΗοαί ώε ρποΓ νντίίΐεη εοηδεηί οί ιίιε 5ΐΕίε, ννίιίεΗ οΕηηοΐ 6ε 
ιιητεΕ5οηΕ61γ λνίιΜεΜ ογ άείαγεά. 

14.3 Εοεπ ΟΕρΐίΕΐδ 

14.3.1 "Πιε ΟοηεεδδίοηΕίτε δ6Εΐ! υδε ίίδ 6εδί εηάεΕνοητδ ϊη 0Γ(1εΓ ίο δεειιτε ί6ε Εοεπ 
€ Ερί 13.15, \νίι6οαί Εηγ ο61ί§Είίοη οί ί6ε Οϊεείί 5ϊΕίε ίο ρϊονίάε Εηγ £υΕΓΕηΐεε 
ογ οί6εΓ ίοπη οί ΕδδΐίΓΕηεε. 
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14.3.2 Τ5ε Οοηοεδδΐοηαΐτε δΚαΙΙ ιίδε ΐίδ 5εδί εηάεανουτδ ϊη οτάετ Ιο 5ε §Γ 3 ηΙεά 5γ 
ί5ε Ευτορεαη Ιηνε$ϋηεηί Βαηΐί (Ε.Ι.Β.), α Ιοαη άεηοπιΐηαΐείΐ ΐη ΌταοΗπιαδ 
αηά/οτ ΐη ΕΟυ 3η(1 ΐη αοοοτάαηοε \νΐί5 ί5ε Ρΐηαηοΐαΐ Ρΐαη αηά, ΐΡ ηεεάεά, ίο 
ο5ίαΐη ί5ε ΐδδΐιε οΡ 3η αρρτορπαίε §ιιαταηίεε ίο Ε.Ι.Β., \ν5ΐο5 δ5α11 5ε ΐδδαεά 
5γ 3 5αη1ί ογ 5 αη1ί5 αοοερία51ε 5γ Ε.Ι.Β., ογ 5γ ί5ε Ευτορεαη Ιηνεδίπιεηί 
Ρυηά. Ε.Ι.Β. 1θ3η δ5α11 Πάνε ί5ε πήηΐηιαιη ο5αταοίεΓΪδίΐθδ άείίηεά ΐη Αηηεχ 
2 αηά δ5α11 5ε ΒΐιΡ^ςοΐ: ίο ί5ε 3ρρίον3ΐ οΡ ί5ε Οτεείί δί3ίε 3 δ άεΡιηεά ΐη 
14.3.4. Ηετεΐη. 

14.3.3 Τ5ε Οοηοεδδΐοηαΐτε δ5α11 υβε ΐίδ 5εδί εηάεανοιιτδ ΐη οίάετ ίο δεοητε Ιοαηδ 
&οπι 15ε ΕχροΛ ΟΓεάΐί Αβεηοΐεδ αηά/οΓ ΟοπιιηεΓοΐαΙ Βαηΐίδ νν5ΐο5 δ5α11 5ε 
άεηοηιίηαίοίΐ ΐη ϋταοΗπιαδ αηά/οτ ΐη ΕΟυ αηά ΐη αοοοτάαηοε \νΐΐ5 ί5ε 
Ρΐη3ηεΪ3ΐ Ρΐ3η. διι^οοί 1θ3ηδ 55311 53νε 15ε πιΐηΐπιιηη οΚατβοίεΓΪδίΐοδ 
άεΡιηεά ΐη Αηηεχ 2 αηά $5311 5ε δυ5)εοί ίο ί5ε 3ρρΓονα1 οΡ 15ε Οτεείί δίαίε 
35 άεΡιηεά ΐη 14.3.4 Ηείεΐη. 

14.3 Οηε πιοηί5 5εΡθΓε Ρΐηαηοΐαΐ 01οδΐη§, ί5ε Οοηοεδδΐοηαΐτε 55311 δΐώπιΐΐ ίο ί5ε 
3 ρρτον3ΐ οΡ 15ε Οτεείί δίαίε, ί5ε Ριη3ΐ άταίΐδ οί ί5ε Ε.Ι.Β. αηά Εχροτί ΟΓεάΐί 
Α§εηοΐεδ 3Π(1/ογ Οοιηπιετοΐαΐ Β3η1ί5 1θ3Π5 ΓεΡεπεά ίο ΐη ρατα§ταρ5δ 14.3.2. 
αηά 14.3.3., δΐιο5 3ρρίον3ΐ ίο 5ε §ταηΙεά \νΐί5ΐη 15 άαγδ Ρτοιη Γεοεΐρί οΡ 5ΐιο5 
άοουτηεηίδ, 53νΐη§ εΐιεείίείΐ ί5εΪΓ εοηδΐδίεηογ \νΐί5 ί5ε οΗαταοίεηδΐΐοδ 
άεΡιηεά ΐη Αηηεχ 2 αηά \νίΐ5 Ι5ε Ρΐηαηοΐαΐ Ρΐ3η. 

14.4 Τ5ε 0οηοε5δΐοη3ΐτε 355ΐιπιε5 ί5ε ο51ΐ§αϊΐοη ηοί ίο 30ί οτ ίο 3ΐ1ο\ν ί5ε 
ΟοηδίπιείοΓ οτ ί5ε ΑάπιΐηΐδΙταΙΟΓ οτ ίΚεΐτ 5υ5οοηΐταοΙθΓ5 ίο 3εί ΐη 5ΐιε5 3 νναγ 
35 ίο 0305ε 15ε ίεπηΐηαΐΐοη οΡ 15ε Ρΐη3ηοί3ΐ Α§τεεπιεηΐ5 5γ ίαιιΐι οΡ ί5ε 
Οοηοεδδΐοηαΐτε. Τ5ε Οτεείί δίαίε ιιηί1ετί3ΐίε5 ί5ε ο51ΐ§αίΐοη ηοί ίο άο οτ οπήί 
ίο άο αηγΐ5ϊη§, \ν5ΐο5 πΐ3γ εηίΐίΐε ί5ε Εεηάετδ ίο τεΡιίδε \νΐΐ5άτα\ναΐ5 5γ ί5ε 
Οοηοεδδΐοηαΐτε οη ί5ε βχεά άαίεδ, ρΓονΐάεά Ρογ ΐη ί5ε Ρΐηαηοΐαΐ 
Α^τεεπιεηίδ, ρΓονΐάεά ί5ε Οοηοο55Ϊοη3Ϊτε πιεείδ 15ε ίεπηδ οΡ ΐ5ΐδ 0οηίτ3οί. 

Τ5ε Οοηοεδδΐοηαΐτε ιιηάετΐαΐίεδ ηοί ίο πιοάΐίγ 5υ5δΐαηίΐα11γ ί5ε Ρΐηβηοΐαΐ 
Ρΐαη αίίαοΗεά 5ετεΐη αδ Αηηεχ 3, ννΐάιουί ί5ε ρτΐοί \ντΐίίεη οοηδεηί οΡ ί5ε 
δίαίε, δΐιοΗ οοηδεηί ηοί ίο 5ε ιιητεα$οηα51γ ννΐΐ55ε!ά ογ άείαγεά. 

14.5 Τ5ε ρτονΐδΐοηδ οΡ ί5ε Ειιτορεαη υηΐοη Εε§ΐδ1αίΐοη δ5α11 αρρίγ Ρογ Ροτεΐ§η 
οιητεηογ εχροΓίαίΐοη ^νΐί5 τε§3τά ίο 15ε εχεουίΐοη οΡ ί5έ ρτο)εοί 5γ ί5ε 
ΟοηοεδδΐοηαΐΓε, ί5ε ΟοηδίπιείοΓ αηά ί5ε ΑάτηΐηΐδΙταίΟΓ. 


15. ΤΙΟΚΕΤδ’ ΡΚΙΟΕ ϋΕΤΕΚΜΙΝΑΤΙΟΝ ΑΝΌ ΑΟΏΙΤΙΟΝΑΕ 
ΕΧΡΕΟΙΤΑΤΙΟΝδ 

15.1 Τ5ε βοΐίεί’ δ ρτΐοε Ρογ ί5ε ιΐδεΓ οΡ ί5ε Μείτο, ΐδ δεί ίο οηε Ηυηάτεά αηά ίεη 
(110) άΓαοΚπιαδ ΐη 01/01/1993 ναΐαεδ, ΐηοΐυάΐηβ ί5ε οοπεδροηάΐηβ νΑΤ. 
δυ5)εοί ρτΐοε δ5α11 5ε εδοαίαίεά αηηυαίΐγ οη ί5ε Ιδί οΡ Ιαηηατγ, ΐη 
αοοοίάαηοε ννΐιΐι ί5ε ανεία^ε αηηα3ΐ νατίαίΐοη οΡ ί5ε βεηείαΐ ΐηάεκ οΡ 
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εοηδίιιηεΓ’δ ρηεεδ \νΗϊεΗ άεηνεδ £γογπ ίΐιε β3ί3 οί ίΗε Ν&ύοηαΐ δίαϋΐδίΐο 
δεπάοε ίη Οτεεεε Γογ ίΗε ρεηοά εχίεη<1ΐη§ £τοηι 01/01/1993 ίο ίΗε άαγ οί 
ε3θΗ εδεαί&ίΐοη. ϋαηηβ εαίευίαΐΐοη οί ίΗε εδ03ΐαίΐοη, ίΗε ΗεΗεί’δ ρπεε δΗ&11 
6ε Γοαηάείΐ ίο ίΗε ρΓενΐοιίδ ϊηίε§εΓ ίεη ίοΓ ίίδ ραπ Ηεϊηβ Ιεδδ Λαη βνε (5) 
άτ3εΗιη3δ 3τκ1 ίο ίΗε ηεχί ϊηίε§εΓ ίεη Γογ ίίδ ρ3τί 6εΐη§ ιηοΓε ίΗ3η βνε (5) 
άτβεΗιηβδ. ΤΗε ν3ΐηε οί ίΗε ΗεΗεΤδ ρπεε 03ΐειιΐ3ίε(1 3εεοΓάΠι§ 10 ίΗε 36ονε, 
δΗ3ΐ1 6ε οοΠεείεά 6γ ίΗε €οηεεδδϊοη3ΪΓε, &εε &οηι 3ηγ 5ιιτάεη (άυΗεδ,' 
\νϊίΗΗοΙ<ϋη§δ, είε. οίΗεΓ ίΗβη ΥΑΤ). 
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Τ6ε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ηΐ3γ ηε§οίΪ3ίε χνϊίΗ ί6ε εηββεδ εχρ1οΐΗη§ οίΗεΓ δΐιτίαεε 
πΐ355 ίταηδροιίαβοη πιεοηδ \νϊιΗΐη ΤΗβδδαΙοηϊΙίϊ 3τε3, ι6ε ροδδϊΗϊΗίγ οί εο- 
ορεΓηύοη 6εί\νεεη 16ε νβηοιίδ ηιε3ηδ 3η<1 ίΗε δεί-αρ οί ί6ε “ίΗτοα^Η 
ίϊεΗείΐηβ δγδίεπΓ. " 


Ιη ε3δε βίε Οοηεεδδίοη3ΪΓε 63δ ϊηεοπιε &οτη οί6εΓ εχρΙοϊίΒΐϊοηδ, δΐιε6 3δ 
3άνεΓϋδχη§ ογ τεηί3ΐ οί εοπτιηεΓεΪ3ΐ δρ3εε, ί6ε Ιςΐπά 3ηά ί6ε εχίεηί οί 
3βνεΓίΐδΐη§ ογ οίΗεΓ εχρ1οϊί3ύοηδ 3ηβ Λε δ63τίη§ οί τενεηυεδ 3τΐδϊη§ 
ίΗεΓεβ-οπι, 563ΙΙ 6ε 3§τεεβ 6εϋ\νεεπ Λε 5ϊ3ίε 3ηβ ί6ε ΟοηεεδδΐοωΪΓε. Ιί ίδ 
6εΓε6γ εΐατΐβεβ, βΐ3ΐ ΐη ε3δε οί ίεπηΐηαβοη οί 16ε (ΓοηίΓ3εΐ Γογ 3ηγ τεηδοη, 
ίΗε ϊηεοπιε ίτοιη ίΗε 36ονε εχρ1οϊί3βοηδ δΗαΙΙ ηοί 6ε ΐ3ΐίεη ϊηίο 
εοηδϊί1εΓ3βοη ϊη ίΗε θ3ΐειιΐ3ΐϊοη οί ίΗε εοηιρεη53βοη οί ίΗε ρατίϊεδ. 

ΤΗε Οοηεεδδΐοη3ΪΓε δΗ&Π 6εητ &Ι1 εχρεηδεδ ίη τείβηοη ίο ίΗε ΗεΗείδ’ 
εοΐΐεεβοη. 


15.5 ΤΗε (Γοηεεδδϊοηηϊτε ΐδ εη&ίίειΐ ίο δεί 3 Γεάυεεά ΗεΠεί ρπεε Γογ οείΐ3Ϊη 
ρ3δδεη§εΓδ’ θ3ίε§οηεδ, ΙϊΗε δίηάεηίδ, δοΜίεΓδ 3δ \νε!1 3δ ρ3εΚ3§εδ οί ίΐεΗείδ 
ογ ηιηίβρίε ηιη 03τάδ, ννϊίΗ ογ \νίίΗοιιί άίδεοηηί οη ίΗε ίοί3ΐ ρπεε. 

15.5.1 ΤΗε ΟΓεεΗ 5ΐ3ίε πΐ 3 γ: 

3. 3δΗ ίΗε δείίϊη§ οί 3 Γεάαεεβ ρπεε Γογ εεΠ3Ϊη ρ3δδεη§εΓδ’ θ3ίε§οπεδ 
Γογ λνΗίεΗ ίΗε Οοηεεδδΐοη3Ϊτε Η3δ ηοί δεί 3 Γεάυεεβ ρπεε, ογ 

6. 3δΗ 3 6ϊ§§εΓ (ϋδεοιιηί Γογ ίΗε ρπεε δεί 6γ ίΗε Οοηοεδδϊοηαΐτε Γογ 
εεΓίαΐη ρ3δδεη§εΓδ’ θ3ίε§οπεδ, ογ 

ε. 3δΗ ίΗε β·εε ιίδε οί ίΗε Μείτο, Γογ εεΠ3Ϊη ρ 3 δδεη§εΓ 5 ’ εαίε§οπεδ. 

15.5.2 Ιη ίΗε 03δεδ οί 3τΐϊε1ε 15.5.1 36ονε, ίΗε ΟίεεΗ 5ί3ίε δ1ΐ3ΐΙ ρ3γ εηεΗ πιοηΐΗ ίο 
ίΗε ΟοηεεδδίοηηΪΓε: 


3. Ιη ίΗε 03δε οί 3ΐΤιε1ε 15.5.1 (3), ίΗε (ϋίίεΓεηεε 6εί\νεεη ίΗε ΗεΗείδ’ 
ρπεε οί 3τίιε1ε 15.1 3ηβ ίΗε ΗεΗεί ρπεε τεφαεδίεβ 6γ ίΗε δεΓνϊεε, 
τηηίβρίϊείΐ 6γ ίΗε ηαπιΗεΓ οί ρ3δδεη§εΓδ ρ3νίη§ δαεΗ βεεΓε3δεβ ϊϊεΗεί 
ρπεε, ογ 
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Η. Ιη ίΗε 0056 οί οτίΐείε 15.5.1 (Η), ιΗε (Ιΐίίετεηεε Ηείννεεη ίΗε τεάυεεά 
ίΐεΐίεΐ ρτΐεε δεί Ηγ ίΗε Οοηεεδδΐοηοΐτε οη<3 ίΗε ιΐεΐίεΐ ρτΐεε τεςυεδίεά Ηγ 
ίΗε δετνΐεε, ιηυΐΐΐρΐΐετί Ηγ ίΗε ηυιηΗετ οί ροδ56η£»6Τ5 ρογΐηβ δυεΗ Ιοίΐετ 
ίΐεΗεί ρπεε, ογ 

ο. Ιη ίΗε εοδε οί οτίΐείε 15.5.1 (ο), ίΗε ΙΐεΚεί ρπεε οί οτίΐείε 15.1, 
πια1ίΐρ1Ϊ6(1 Ηγ ίΗε ηυιηΗετ οί ροδδεηβετδ υδΐη§ ίΗε Μεΐτο ίοτ &εε. 

15.6 Πιε Οτεείο δίοίε βυοτοηίεεδ ίΗοί ίΗε οηηυοί ηιιπιΙ)εΓ οί ροδδεη§ετδ οί ιΗε 
Μείτο δΗοΙΙ ηοϋ 6ε ΐηίετΐοτ ίο 30,000,000. 

Ιη εοδε ίΗε ηυιηΗετ οί ροδδεη^ετδ ϊδ ΐηίετΐοτ ίο 30,000,000, ιΗε δίοίε δΗοΙΙ 
εοπαρεηδοίε ίΗε Οοηεεδδΐοηοΐτε ΐη ρατίδ, οδ <1εδεπΗε(1 ίη οτίΐείε 15.8. 
Ηοννενετ, οί ίΐιε εηά οί εοείι γεοτ, ίί δΗοΙΙ Ηε νεπΓιεά ΐί ίΗε εοπιρεηδοίΐοη 
ροιά ίο ίΐιε Οοηεεδδΐοηοΐτε οείυοίΐγ εονεΓδ ίΗε ίΐεΗείδ οοδί ίοΓ ιΗε (Ιΐίίετεηεε 
Ηείννεεη ίΗε οηηυοί ηυιηΗεΓ οί ροδδεη^ετδ οηά 30,000,000. Ιη εοδε οί ο 
(ϋίίεΓεηεε, ο Γείοίΐνε εοιτεείίοη δΗοΙΙ Ηε τηοΗε οηΗ ίΗε Οοηεεδδΐοηοΐτε δΗοΙΙ 
Γεΐυτη ίο ίΗε ΟτεεΗ δίοίε ίΗε ροδδΐΗΙε δΐιτρίαδ οιηοιιηί ίι δΗοΙΙ Ηονε τεεεΐνεά 
'νΐιΗΐη ίΗε (Ιεοάϋηεδ οίΐοδί ροτΐ οί οτΐίείε 15.8 ΗεΓείη. 

15.7 Ιη εοδε ίΗε ηυιηΗετ οί ροδδεηεετδ υδΐη§ ίΗε Μεΐτο ρεΓ γεοτ, εχεεεάδ 
30,000,000 ροδδεη§εΓδ, ίΗε Οτεείί δίοίε δΗοΙΙ Ηε εητϊΐΐεά ίο ροτΐ οί ίΗε ίΐεΠεί 
ρπεε οίίΗε ροδδεη^ετδ εχεεε(ϋη§ 30,000,000 οδ ίοΐΐοννδ: 

ο. Ιί ιΗε ηυιηΗετ οί ροδδεη§ετδ οί ίΗε Μεΐτο ρετ γεοτ εχεεεΗδ 30,000,000 
ροδδεη§6Γ5 Ηυΐ ίδ ΐηίετΐοτ οτ εςυοί ίο 50,000,000 ροδδεη§ετδ, ίΗε 
Οοηεεδδΐοηοΐτε δΗοΙΙ ρογ οηηυοίΐγ ίο ίΗε Οτεείί δίοίε 50% οί ίΗε 
τενεηιιεδ οτΐ§ΐηοίΐη§ 6όπι ίΗε ίΐεΗείδ εχεεεάΐη§ 30,000,000. ΤΗεδε 
τενεηυεδ οτε εοίευίοίεά ννΐίΗουί νΑΤ οη ίΗε ΐίεΐςεί ίοτε, ννΗΐεΗ ίΗε 
Οοηεεδδΐοηοΐτε Ηοδ οεεουηίεά οτ Ηοδ ίο οεεοιιηί ίο ίΗε δίοίε. 

Η. Ιί ίΗε ηίΜηΗετ οί ροδδεη§ετδ οί ίΗε Μεΐτο ρετ γεοτ εχεεεάδ 50,000,000 
ρο5δεη§εΓ5, ίΗε Οοηεεδδΐοηοΐτε δΗοΙΙ ρον οηηυοίΐγ ίο ίΗε Οτεε1< δίοίε 
ίΗε δΐιηι οί ίΗε οΗονε οπιοαηΐ οί ροτ. ο οηά οί ίΗε οιηουηΐ ννΗΐεΗ δΗοΙΙ 
Ηε ο§τεεά οη Ηείννεεη ίΗε Οτεείί δίοίε οηά ιΗε Οοηεεδδΐοηοΐτε. ΤΗΐδ 
οηιοιιηί δΗοΙΙ εοττεδροπά ίο ο ρετεεηΐο§ε ηοί δΐηοΐίετ ίΗοη δΐχίγ (60) 
ρετεεηί οί ίΗε ροτΐ οί ίΗε τενεηυεδ εοιτεδροη£ϋη§ ίο ίΗε ρτοάυεί οί ίΗε 
(Ιΐίίετεηεε οί ίΗε πυιηΗεΓ οί ίΐεΗείδ, πνϊηυδ 50,000,000, πιυΐΐίρΐΐείΐ Ηγ 
ίΗε εδεοΐοίεά ίΐεΗεί ρτϊεβ, Ια1(ΐη§ ϊη εοηδΐάετοίΐοη ίΗε ΐηετεοδε οί ίΗε 
εοδί οί εχρίοΐίοίΐοη, ορετοίΐοη οηά πιοίηίεηοηεε οί ίΗε ΜΕΤΚ.0 ννΗΐεΗ 
Ηοδ Ηεεη ΐηευττεά Ηγ ίΗε Οοηεεδδΐοηοίτε οδ ννεΐΐ οδ ίΗε εοδί οί ίΗε 
ροδδΐΗΙε ηεεεδδοτγ οάάΐίΐοηοΐ εςυΐριηεηί. ΤΗε δοΐ<3 οιηουηί δΗοΙΙ ηοί Ηε 
δτηοΐΐετ ίΗοη ίΐίίγ οηε (51) ρετεεηί οί ίΗε ροτΐ οί ίΗε τενεηυεδ 
οοΓτε5ροηάΐη§ ίο ίΗε ρτοάυεί οί ίΗε (Ιΐίίετεηεε οί ίΗε ηυηιΗετ οί 
ίΐεΐίεΐδ, ιηΐηυδ 50,000,000, τηυΐίΐρΐΐεά Ηγ ίΗε εδοοίοίειΐ ίΐεΗεί ρτΐεε. 
ΤΗεδε τενεηυεδ οτε εοίευίοίεά ννΐίΗουί ίΗε νΑΤ οη ίΗε ρπεε οί ίΗε 
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ίίεΠεί, \νΗίοΗ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΐτε Ηηξ Εοοουηίεά ογ ΗΕδ ίο Εοοουηί ΗεοΗ. 
Α11 ίΗε ΕΗονε ρΕγπιεηΐδ ατε ηοί οΗΕΤ§εά \νίίΗ νΑΤ. 

ΤΗε ΕΐηουηΙδ οί ίΐιε ΕΗονε ρΕΓΕβΤΕρΗδ (ε) Εηά (5) ξΚεΙΙ ϊ>ε ρΕίά ίο ίΗε 
5ϋΕίε ίη ΕοεοΓάπηοε ννίΐ±ι ίΐιε ρτονίδίοηδ οίρΕτ. 15.8 οί ίΗίδ ΟοηίτΕοί. 

Ιη εΕείι ΟΕδε, ϊΐ δΗηΙΙ 5ε νετίίϊεά Εί ίΗε εηά οί εηοΗ γεατ ΐρ ιΗς 
Εΐΐίουηΐδ λνίιΐοΐι Ηηνε Ηεεη ρΕίά ίο ίΗε $ίΕίε οουεδροηά ίο ίΗε 
ρΓονίδίοηδ οί ίΗε ΕΗονε εαδεδ 15.7.3 Εηά 15.7.5. Ιη ΟΕδε οί ε 
άίίίεΓεηοε, ίΗε τεΙενΕηί εοιτεοΐίοη δΗαΙΙ 5ε πίΕάο Εηά ίΗε δΗοΓίίΕΙΙ ογ 
ίΗε δυτρίυδ εΠεΙΙ 5ε Εοοουηίεά ίο ίΗε ΗεηείϊοίΕτγ. 

ΕεοΗ ςυπτίετ οί ε γεητ οί ορετΕίίοη 5ίΕτίπι§ &οπι ίΗε ΟρεΓΕίΐοη ϋΕίε, ε 
ρΕδδεη§εΓ δΗοτίίΕΐΙ/δυτρΗΐδ ννϋΐΐ 5ε ΟΕίουΐΕίεά 5γ άεάυοίίη§ ίΗε δυιη οίΕοίυΕί 
ρΕδδεη§εΓδ ίη ίΗε §ίνεη ςυπτίετ 6όγπ ίΗε ίοτεοΕδίεά ηυιηΗεΓ οί ρΕδδεη§ετδ 
ίοΓ ίΗηί ςιίΕΓΐεΓ, άείιηεά Εδ οηε ςιίΕΓίεΓ οί ί5ε δϊΕίε συΕΤΕηίεεά ηιιιηΗεΓ οί 
ρΕδδεη§εΓδ οί 30,000,000. Ιί ίΗίδ άίίίεΓεηοε ίδ ροδίίίνε, ίί ννίΐΐ 5ε άείιηεά Εδ 
ε δΗοΓΐίΕΠ. Ιί ίΗίδ άίίίεΓεηοε ίδ ηε§Βΐίνε, ίΐ ννίΐΐ 5ε άείιηεά Εδ ε δυτρίυδ. 

ΤΗε ΕΗονε οηΙουΐΕίΐοη δΗΕΐΙ ρΓοάυοε ε ηυτηεηοΕί ςυΕτΐοΓίν δΗοίτίΕΐΙ/δυτρΙαδ 
ίοΓ ίηοΐυδίοη ίη ίΗε ΟΕίουΐΕίίοη οί (Ηε ΤίοΗεί ΟοιηρεηδΒίίοη. 

Ρογ ίΗε ΕνοίάΕηοε οί αηγ άουΗί, ε ρΕδδεηαεΓ δΗοτίΐΒΐΙ Γοδυΐίδ ίη ε ρΕντηεηί οί 
ίΗε Τίοΐίεΐ ΟοπιρεηδΕίίοη 5γ ίΗε 5 >Ιεϊ 6 ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίΓΟ Εηά ε ρΒδδεη§ετ 
δυτρίυδ τεδυΐΐδ ίη ε ρΕγτηεηί οί ίΗε ίίο1<εί οοπιρεηδΕίίοη 5γ ίΗε 
ΟοηοεδδίοπΕίτε ίο ϊΗε δίΕίε. 

Ιη ΟΕδε οί δΗοιΤίΕΐΙ, ίΗε ΐίοΗεί οοπιρεηδΕίίοη ίδ ΟΕίουΐΕίεά Εδ ίοΐΐοννδ: 

Ρογ Εην §ίνεη ςυΕτίετ, ίΗε εοΠιε! ίίοΗεί οοπιρεηδΕίίοη ννίΐΐ 5ε ΟΕίουΐΕίεά 5γ 
πιυ1ίίρ1γίη§ ίΗε ίίοΗεί ρήοε οί 110 άτΕοΗηίΕδ, νηΐυε 01.01.1993, 5γ ίΗε 
τεΙενΕηί εδΟΕίΕίίοη οοείίιοίεηΐ Εηά 5ν ίΗε ςυΕΤΐετΙγ ρΒδδεη§ετ δΗοπίπΙ! 
τεάυοεά 5γ ίΗε νΑΤ οί ίΗε ίίοΗείδ, δίηοε ίΗίδ ΕάάίΐίοηΕΐ δυΗνεηίίοη ίδ ηοί 
δυ5)εοί ίο νΑΤ. 

Ιη ΟΕδε οί δυτρίυδ, ίΗε ίίοΗεί οοπιρεηδΕίίοη ίδ ΟΕίουΐΕίεά Εδ ίοΐΐοννδ: 

ε. ίί ίΗε δυτρίυδ ίδ δπίΕΐΙεΓ ΙΗεπ Γίνε ππΐΐίοη (5,000,000) ίίοΗείδ, ίΗε 
οοπιρεηδΕίίοη ίδ ίΗεη δεί Εδ 50% οί ίΗε ίίοΗείδ τενεπυεδ ίη εχοεδδ οί 
δενεη πΰΐΐίοη Γίνε Ηυηάτεά ίΗουδΕηά (7,500,000) (ίίοΐίεΐδ). ΤΗεδε 
τενεπυοδ Ετε οΕίουΐΕίεά ν/ίιΗουί νΑΤ οη ίΗε ίίοΙ<εί ίΕτε, \νΗίοΗ ίΗε 
ΟοηοεδδίοηΕΐτε Ηεε Εοοουηίεά ογ Ηεε ίο Εοοουηί ίο ίΗε $ίΕίε. ΤΗίδ 
ρΕγπιεπί ίδ ηοί οΗΕΓ§εά \νίίΗ νΑΤ. 

5. ίί ίΗε δυτρίυδ ίδ Ηί§Ηετ ΙΗεπ Γίνε πηίΐΐίοη (5,000,000) ιίο1<είδ, ίΗε 
οοπιρεηδΕίίοη ίδ ίΗεη δεί Εδ ίΗε δυπι οί ίΗε ΕΗονε οοπιρεηδΕίίοη οί 
ρ3ΓΕ§τΕρΗ ε Εηά οί ίΗε Ετηουηϊ \νΗίοΗ δΗΕΐΙ 5ε Ε§τεεά Ηείννεεη ίΗε 
ΟτεεΗ 5ΐ3ίε Εηά ίΗε Οοηοεδδίοηηίτε. 
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ΤΚΪ5 ατηοιιηί δβαΐΐ οοττεδροηοΐ Ιο 3. ρετεεηί3§ε οί Λε ρβτί οί Λε 
τενεηυεδ οοττεδροηώηβ ίο ίΐιε ρτοάιιοί οί Λε Λβετεηεε οί Λε ηυπΛετ 
οί ϋϊο1<εί5, πιίηιΐδ ίννεΐνε πιίΐΐίοη ίΐνε Ηοικίτεά ΛουδΕηά (12,500,000), 
ιηιχίϋφίχεά 5ν Λε εδΟΕίΕΐεύ Ιΐεΐίεΐ ρπεε, 1&1άη§ ίη εοηδίάετΕίίοη Λε 
ίηοτεΕδε οί* Λε εοδί οί εχρΙοίΐΕίίοη, ορετΕίίοη 3ΐκ1 πιαΐηίεη&ηςε οί Λε 
ΜΕΤΚ.0 ΛνΙιΐοΚ 1ΐ35 5εεη ίηεαττεά5γ Λε (ΤοηοεδδίοηΕΐτε Ε 5 ννεΐΐ 35 Λε 
0051 οί Λε ρο5δΐΙ)1ε ηεεεδδΕτγ ΕάΛήοηΕΐ εςυίριηεηΐ. 

Πιε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ν/ϊΐΐ ηοίίίγ ίο Λε δίΕίε ίη νντϊιίηβ Λε οΕίοιιίΕΐίοη 
οί ίίδ ρ3δδεη§εΓ δΗοΠίαΙΙ/δΐιτρΙαδ 35 ννεΐΐ 35 3 οΕΐοαίΕϊίοη οί Λε ίί<±εί 
εοπιρεηδΕίίοη, ρ3γ351ε ίοΓ εΕ<Λ ςιίΕτΐεΓ 5γ Λε 7 ώ άβγ οίΛε ίοΐΐοννίηβ 
πχοηΛ. ΟοπιρεηδΕίΐοη ρΕγπιεηίδ 5γ Λε δίΕίε ογ 5γ Λε ΟοηεεδδίοηΕίτε 
χνίΐΐ ί>ε ρ3Ϊ(1 5γ Λε τεΐεναηί ρΕτΐγ ίο Λε οΛεΓ ννίΛίη 14 άαγδ &οπι Λε 
(ΐΕΐε οί ηοήίΐοΕΐίοη. 

ννίΛοαί ρτε)υάίεε ίο Λε πβονε, Λε Οτεε1< δίαίε ννίΐΐ ρβγ ίο Λε 
ΟοηεεδδίοηΕΪτε 3 διΛδίάγ οη Λε Τίο1<εί Λ 3οεοπΐ3ηοε ννίΛ Λε ίο11οννίη§: 

Ρογ ενείγ γεΕΓ οί Λε ΟρεΓ3ίϊοη Ρετίοά, Λε αιηοιιηί οί Λε ΕηηαΕί 5 ΐιΡ> 5 ίάν 
ΑνΛεΙι δΗαΙΙ 5ε ραίά 5ν Λε Οτεείί δί3ίε ίο Λε ΟοηοεδδίοηΕΪτε, 55 ε 1Ι 5ε εςιίΕΐ 
ίο Λε ρεΓοεηΐΕ§ε δεί Λ Αηηεχ 3, ιηαΐίίρΐίεά 5γ Λε ΕδΟΕίΕίεά ΤίεΙίεΙ Ρπεε 
3Π(1 ιηιιΐϊίρΐίεά 5γ Λε §ιΐ3Γ3ηίεεά ηυπΛετ οί Λε Μεΐτο ρΕδδεη§ετδ ννΛίεΙι ίδ 
δεί ίο Λΐτίγ (30) ιηίΐΐΐοη ρεΓ γε 3 Γ. 

Ρογ Λε ρυτροδε οί Λε 03ΐευΐ3ίΐοη οί Λε διΛδίάγ, Λε Εδ03ΐ3ϊε<1 ΤΐεΚεί Ρπεε 
5Ηε11 ηοί 5ε Γοιιηάεά. 

Αί Λε 5ε§ίηιύη§ οί ε3θ5 Λτεε-ηιοηΛ ρεπο(1 οί ενειγ νεΕτ οί Λε ΟρεΓΕίΐοη 
Ρεποά, Λε δί3ίε δ53ΐ1 ρ3γ οηε ίοιιτΛ (1/4) οί Λε 3ηηυ3ΐ δίΛδίάγ οί Λε 
τεΙενΕηΐ γο3Γ, ίη Εοεοπίβηοε ννίΛ Λε 35ονε ρΓονίδίοηδ. 

Αί Λε 5ε§ΐηηϊη§ οί Λε βτδί Λτεε-ηιοηΛ ρεποά οί ΟρετΕίίοη, Λε δίΕίε δΗ&ΙΙ 
ρ3γ ίο Λε ΟοηεεδδίοηΕΪτε 3η 3(1Λίίοη3ΐ Εΐηοιιηί εφίΕΐ ίο Λε δίΛδίάγ οί Λε 
βτδί Λτεε-ηιοηΛ ρετίοά οί ορετΕίίοη Λ οτάετ ίο ί 3 οε Λε εοδΐδ οί 
Γηο5ί1ίδΕΐίοη Εηά ρτερ3Γ3ΐΐοη οί Λε ορετΕίίοη οί Λε Μεϋτο. Τ5ίδ Εΐηουηΐ 
δΗηΙΙ 5ε ρΕΪά 5 εο 1< 5γ Λε ΟοηεεδδίοηΕΐτε ίο Λε δίΕίε Λ 24 εςυαΐ ςηβτΐετίγ 
ΛδΐΕΐτηεηΐδ δί3Πίη§ Λε Πτδί ςη3τίετ οί Λε δεεοηά γε 3 τ οί ορετ 3 ίίοη. Τ5ε 
Εΐηοαηΐδ οί Λε 35ονε ίηδίΕίπιεηΙδ 5 Ηε11 5ε Γεδρεεΐίνεΐγ άεΛκίεά Λοιη Λε 
Επιοηπίδ οί Λε ρΕγιηεηΐδ οί Λε δϋ5δί(1γ οη Λε Τί<Λεΐδ. 


Λ 03δε ίι ίδ άεείάεά ΛεΙ Λε δΐι5δί(1γ οί ίίοΐίεΐδ 5γ Λε Οτεείί δίΕίε ίδ δΐι5)εεί 
ίο νΑΤ, τεΙενΕηί νΑΤ οη Λε ΙίοΙίεΙ δίΛδΛγ οί Ετίίοίε 15.9, 5Ηε11 5ε 5οπιε 
5γ Λε Οτεείί δίΕίε Εηά δΗαΙΙ 5ε ρΕΪά ίο Λε ΟοηεεδδίοηΕίτε. Τ5ε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε 55ε11 άεΛιεί &οπι Λε νΑΤ, Λε νΑΤ αί ίίδ εχρεηδεδ Εηά 
δΗΕΐΙ Εεεοηηί Λε τεδί ίο Λε Οτεείί δίΕίε, Εεεοτάίη§ ίο Λε Εελυ. 
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15.11 Τΐιβ Οτεείί 5ί3ίε ιηαγ ίηοτεΕδε ϋιε ϋίοΚεΐ Γιτε, 35 ίί ίδ ϋείιηεϋ ίη ρ3Τ3§Γ3ρΗ 

15.1 Εετείη, βεγοηϋ ίΐιε εδ03ΐ3ίίοη πιεηΐίοηεϋ ΐη ϋιε 53ΐηε ρ3Γ3§τ3ρ1ι, 
Γεϋυοίη§ οοιτεδροηϋίηβΐγ ϋιε ίίοΐίεί δΐιβδίϋγ οΓ ρ3Τ3§Γ3ρ1ι 15.9 Ηετείη ρ3Ϊϋ ίο 
ίΐιε (ϋοηοεδδίοηΕΪΓε, ϊη δίχοΗ 3 \ν3γ 35 ηοί ίο 3ΓΓεοί βγ ϋϋδ Γ63δοη ϋιε 
ίϊη3ηοΪ3ΐ δίίυΕίίοη οΓ ϋιε (ΤοηοεδδίοΜΪΓε. 


16. ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΑΝϋ ΜΑΙΝΤΕΝΑΝίΓΕ 

16.1 ΤΙιε ΜΕΪηίεηΕηοε Ρετίοϋ 3ηϋ ίΐιε ΟρεΓβϋίοη Ρετίοϋ $ί3τΐ5 ιιροη ίΐιε Ορεηίίοη 
ϋ3ΐε 3Π(1 εηϋδ 31 ϋιε εηϋ οΓ ίΐιε Οοηοεδδίοη Ρετίοϋ. ΤΙιε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε 
5 Η 3 ΙΙ Η3νε ϋιε εχοΐιΐδίνε η^Ηΐ, Γεδροη5ϋ)ί1ίϊγ 3η<3 βεηείΐί ίο ορεΓ3ίε, πΐ3Ϊηΐ3ίη 
3 ηά εχρίοϊί είΤεοϋίνεΙγ, εοοηοιηΐθ3ΐ1γ 3ΐκ1 Γ3ίΐοη3ΐ1γ ϋιε Μείτο, ίο ρτονίϋε 
ϋιε δετνίοεδ 3ΐκ1 3δδίδί3ηοε ννΙιίοΗ ατε ηεοεδδΕτγ ογ Γε3δοη3β1γ εχρεοίεϋ Γογ 
ίΐιε ορεΓ3ΐϊοη οΓ ίΐιε Μείτο, 3η<3 ίο εατε Γογ ϋιε τεαδοηαβίε δεΓνίοίη§ οΓ ϋιε 
Μείτο ιΐδετδ. ΤΓιε (ΓοηοεδδίοηΕΪΓε 5 Κ 3 ΙΙ πΐ3ίηί3ίη ϋιε Μείτο, ϊη 3θοοτϋ3ηοε 
\νίϋι ϋιε ίεπτίδ οΓ ϋιε ΟρεΓ3ίίοη αηϋ Μ3ίηίεη3ηοε ΜεπιιεΙ 3ηϋ δΐιαίΐ Εδδίδί 
ϋιε Ορεηϋοη 3ηϋ ΜπίπιεπΕπεε οΓ ϋιε Μείτο Γογ ϋιτεε (3) πιοτε νεατδ αΓίετ 
ϋιε εηϋ οΓ ϋιε (Ιοηοεδδίοη Ρετίοϋ. 

16.2 ν/ίϋιοιιί ρτε]υϋίεε ίο 3 ϋΐΓΓετεηΙ ρτονίδίοη πιαϋε Ηετείη, ϋιε ΟοηοοδδίοηΕίτε 
5 Ι 13 ΙΙ βε 3 Τ ϋιΐΐ Γ05ροη5ΪΙ>ίΙΐίγ Γογ αΐΐ δαΓείγ ΓεςυΪΓεπιεηίδ ίη τεδρεοί ίο ϋιε 
Μείτο 3 ηϋ 5 Ϊιε 11 εοιηρίγ \νίϋι ενετγ δΕΓείγ Γε§ιιΐ3ίΐοη Γε§3πϋη§ ϋιε Μείτο, 35 
ίη Γοτοε, ίτοιη ίίτηε ίο ΐίτηε. 

16.3 ΤΙιε (ΤοποεδδίοηαίΓε βΙγεΙΙ ϋενεΐορ 3 δβΓείγ ΡΙεπ Εηϋ 5Ϊ1311 δΐ.ώιηίΐ ΐί ίο ϋιε 
Ιηϋερεηϋεηΐ Εη§ίηεετ 3ηϋ ίο ϋιε δετνίοε, 3( 1ε35ί δίχ (6) ιηοηϋΐδ βεΓοτε ϋιε 
οοπηηεηοετηεηί οΓ ϋιε Ορετ3ίϊοη Ρετίοϋ. ΤΙιε $3Γείγ ΡΙβη 5 Ι 13 ΙΙ εοπιρίγ ίη ηΙΙ 
τεδρεοίδ \νίϋι ϋιε 1ε§ίδΐ3ίίοη ίη Γοτοε, ηιίεδ, Γε§ιιΐ3ίίοηδ 3ηϋ ϋιε ρΓε1ίπιίη3Γγ 
53 Γείγ ρΐαη ΓεΓειτεϋ ίο ίη Αηηεχ 1. Ρογ ϋιε 3ρρτον3ΐ οΓ ϋιε αβονε 53Γείγ ρΐ3η 
βγ ϋιε Ιηϋερεηϋεηί Εη§ίηεετ, ϋιε ρτονί$ίοπ5 οΓ 3τϋο1ε 16.4 Ηετείη 5Ηε 11 Γιε, 
3ρρ1ίθ3ϋ1ε, πιυΐ3ίί5 ΓηηίΕηϋί^. 

V 

16.3.1 ΤΙιε (ΤοηοεδδίοηΕίτε 5 Ι 13 ΙΙ ηοί Ηε ΙίΕβΙε Γογ ϋιε ροΐϊοε 5ΐιτνεί1ΐ3ηοε οΓ ϋιε 
Μείτο 3τε35 ογ Γογ ϋιε οοδί 3Π5ίη§ ίΡιετείτοπι Γογ ν/ΗίοΗ ϋιε Οτεε1< 5ί3ίε 5 Η 3 ΙΙ 
Ηε ΙίηΗΙε, ηοηνίϋΐδί3ηϋίη§ 3ηνϋηη§ ρΓονίϋεϋ ίο ϋιε οοηίτΕτγ Ηετείη. 

16.3.2 ΤΗε ΟοηοεδδίοηβίΓε ηΗ&Π ρτονίϋε ϋιε ηεοε553τγ ΕδδίδίΕηοε ίο ϋιε οοιηρείεηί 
ροΐίοε 3υϋιοπϋε5, Γογ ϋιε ρειΤοπηαηοε οΓ ϋιείτ ϋιιίίεδ. 

16.4 ΤΙιε πιαίηίεη3ηοε 3ηϋ ορετΕίίοη οΓ ϋιε Μείτο 5 Η 3 ΙΙ Γιε ρετΓοπηεϋ 3οεοΓϋίη§ 
ίο ϋιε ΟρεΓ3ίίοη 3ηϋ Μβίηίεηαηοε Μ3ηιΐ3ΐ οΓ ϋιε Μείτο, \νΗίοΗ 5 Η 3 ΙΙ Ηε 
ϋτα\νη υρ Ηγ ϋιε (Γοηοεδδίοηαϋε ΗεΓοτε ϋιε ΟρεΓ3ίίοη 03ίε, 5 Η 3 ΙΙ εοπιρίγ 
ννίϋι ϋιε Β35Ϊ0 Οαίϋεΐίηεδ Γογ Ορετ3ίίοη 3ηϋ Μ3ίηίεη3ηοε ϋείίηεϋ ίη Αηηεχ 
1 3ηϋ ίη ϋιε τεΙενΕηί 5ρεοίΓιο3ίίοηδ 3ηϋ 5Η&11 δίιΗπιίίΐεϋ Γογ 3ρρτο^3ΐ ίο 
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16.4.1 


16.4.2 


16.4.3 


16.4.4 


16.4.5 


16.5 


16.6 


ίΗε Ηκίερεηίΐεηΐ Εη§ΐηεετ 3η(1 ηοίίίίειΐ ίο ίΗε δίΕίε, εΙ Ιεαδί δίχ (6) πιοηίΗδ 
ΗεΓοτε ίΐιε εοπιιτιεηεεπιεηΐ οΓ Ιίιε ΟρεΓΕίΐοη Ρεποά. 

ν/ίιΚΐη ίννο πιοηίΗδ ίτοιη ΐίδ δΐιΗιηΐδδΐοη, ίΗε Ιηάερεηάεηί Εηβΐηεετ 5 Ηε 11 
Ερρτονε ίΗε πιεποεΙ, ογ δεηά ίο ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ίίδ ^ίΐβεά οΗίεοίΐοηδ / 
ΓεπίΕΓίίδ, ίΓ δΐιεΗ πιεποεΙ άοεδ ηοί οοιηρίγ ννΐίΗ ιίιε Βαδΐε Οαΐάεϋηεδ Γογ 
ΟρεΓΕίΐοη Εηά Μαΐηίεη&ηεε 35 <1ε£ΐηε<1 ΐη Αηηεχ 1 Εηά ίΗε τεΙενΗηΙ 
δρεοΐΓιεαίΐοηδ. Ιη ε&δε οί οΗΐεοΗοηδ / ΓετηητΙίδ πίΕάε Ηγ ιΗε Ιηάερεικίεηΐ 
Εη^ϊηεεΓ ΕεοοΓ<ϋη§ ίο ίΗε ΕΗονε, ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε δΗ&11 πιοάΐίγ ιΗε 
Μαηυ&1 Εεεοπϋη§1γ αη(1 τεδυΗπιΐί ΐί, ϊη ννΗίεΗ ε&δε Ιίιε Ιηάερεηάεηί 
Εη§ΐηεετ δΗαΙΙ Ερρτονε ΐί ννιίΗίη 3 πιοηϋΐι ίτοπι δΐιείι τε-δυΗηιΐδδΐοη. 

ΙΓ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε άΐδΗ^τοεδ \νΐί1ι ίΗε ορϊηίοη οί ίΗε Ιη<Ιερεη<1εηί 
Εη^ΐπεετ, ίΗε πίΕίίεΓ δΗαΙΙ Ηε εοηδί<1εΓεί1 35 3 (ϋδριχίε, ν/ΗΐεΗ δΗαΙΙ Ηε 
τεδοίνεά ϊη αεεοπίΕηεε ννΐίΗ ατίΐείε 38 ογ/εικ! 39 ΗεΓεΐη. 

ΙΓ ίΗε Ιηάερεηάεηί ΕηβΐηεεΓ ίαϊΐδ ίο τεδροηά ννΐιΗΐη Ηΐιγ οΓ ίΗε (ΙεΕάΙΐηεδ 
<3εΓιηε(Ι ΐη 16.4.1., ίΗε ΜεπιιεΙ δΗαΙΙ Ηε εοηδΐάετεά Ερρτονείί, αροη ίΗε 
εχρΐιγ οΓ ίΗε 5ΕΪ<1 ρεηοάδ. 

ΤΗε δίαίε ιηαγ, ννΐιΗΐη οηε ηιοηίΗ &οπι ίΗε άαίε οΓ αρρΓοναΙ οΓ ίΗε Μαπυαΐ 
ογ &οπι ίΗε (Ιαίε ΐί ΐδ άεεπιεά ίο Ηε ΕρρΓονείΙ, διιΗπιΐΐ ΐίδ ο^εείΐοηδ ννΐίΗ 
Γε§3τά ίο ίΗε εοιηρ1Ϊ3ηοε οΓ ίΗε ΜεπιιεΙ ννΐίΗ ίΗε Β3δΐε Οαΐάεΐΐηεδ Γογ 
ΟρεΓΕίΐοη αηά Μαΐηίεηαηεε αηά ίΗε τεΐεναπί δρεεΐβεαίΐοηδ αηά πιαγ 
ΐΗεΓ63ίίεΓ τεΓετ ίΗε πιαίΐετ 35 3 άΐδραίε ννΗίεΗ δΗαΙΙ Ηε δείίΐεά ΐη ΕεεοΓάαηεε 
ννΐίΗ ίΗε ρτοεεάυτε οΓ βτίΐοΐεδ 38 απά 39 ΗεΓεΐη. 

ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε 5 Η 3 ΙΙ αρ§Τ3(1ε Εηά αράαίε, ΐΓ τεφίΐτεά ιηκΙεΓ ίΗε ίεπηδ 
ΗεΓεΐη, ίΗε 53ΐ<1 ΜεπιιεΙ άητΐη§ ίΗε ΟρεΓΕίΐοη Ρεήοά, αηάετ ίΗε δΕίηε ίεπηδ, 
ιηαηηεΓ, 3η(1 ρτοοεάπτε άεδειϊΗεά 3Ηονε. 

ϋυπη§ ίΗε ΟρεταΗοη οηά ΜαΐηίεηΕηεε Ρεηοά, ίΗε δετνΐεε ηΐ 3 γ εηίεΓ ίΗε 
Μείτο 3τε3δ 31 3ηγ ίΐιηε οηά ΐηδρεεί ίΗε Μείτο, ΐη οτάετ ίο εηδυτε ΐΗ 3 ί ίΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪτε βιΙΓάδ ΐίδ οΗΙΐβαΐΐοηδ ΐη τεδρεεί ίο ίΗε ορεΓΕίΐοη οηά 
πίΕΐηίεηΕηοε οΓ ίΗε Μείτο 35 ρτονΐάεά ΐη ρΓεδεηί Οοηίταεί Εηά εοπιρίΐεδ, ει 
ε 11 Ιήηεδ, ννΐίΗ ε 11 δΕΤείγ τε^ηίΕΐΐοηδ. Ρογ ΐΗΐδ ρυτροδε, ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε 
5 Ηε 1Ι δεοατε ιΗεΙ ίΗε δετνΐοε ΐδ ρτονΐάεά νντΐίΗ ε 11 ηεεεδδΕτγ (ΙεΙε Εδ ννεΐΐ Εδ 
ννΐίΗ ίΗε άαία ηεεάεά ίο εΗεεΙί ίΗε αείιίΕΐ ηιηηΗεΓ οΓ πιονΐη§ ρΕδδεη^ετδ, οηά 
ίΗε ανετα^ε πιοηΐΗΙγ ΤεεΗηΐεΕί ΑναΐΐΕΗϋΐίγ. 

ΤΗε δίΕίε ΓΠΕγ ΐηδίΕΙΙ αηάετ ΐίδ οννη ΓεδροηδΐΗΐΙΐΐγ Εηά 31 ΐίδ οννη εοδί, ε 
δγδίειη ίο εοηίτοί ίΗε τεαΐ ηιηηΗεΓ οΓ ΐΐεΚείδ. δυοΗ δγδίεπι πιαδί ηοί ϊηίεΓΤεΓε 
ννΐίΗ ογ ΕΓΓεοΙ ίΗε ορεΓΕίΐοη οΓ ίΗε δγδίεπι ΐΗαί Ηε 5 Ηεεη ρτονΐάεά Γογ Εηά 
ΐηδίαΐΐεά Ηγ ίΗε Οοηεεδδΐοηαΐτε. 

Ιη ΟΕδε Εηγ εΗεεΙάηβ οΓ ίΗε Μείτο’ 5 δΕΓείγ τηεΕδυτεδ ογ Εηγ ΐηδρεείΐοη 
τεΓειτεά ίο ΐη Ετίΐείε 16.5 ογ 16.10, ΓεδαΙίδ ΐη ίΗε ηεεεδδΐίγ ίο ε^ευίε 
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ΓεπιεύΐΕΐ ννοτίίδ ν/5ΐο5 Ετε ΐπιρεΓΕίΐνε Γογ (5ε Μείτο ’ δ δΕΓε ορετΕίΐοη, ί5ε 
ΟοηοεδδΐοηΕΐτε 55ε11 5ε τεδροηδΐ51ο Γογ (5ε εχεοαίΐοη οΓ δΐιο5 τεηιεύΐΕΐ 
\νοτ5δ, ί5ε οοδί οΓ \ν5ΐο5 55ε11 5ε 5οιτιε εΐι5ετ 5γ Γ5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε ογ ί5ε 
ΟτεεΙί δίηίε, ύερεηύΐη§ οη (5ε ΟΕΐίδε Γογ δυο5 ΓοπιεύΐΕΐ ννοτίίδ, ϊη 
ΕοοοτύΕηοε ννΐί5 (5ε ρτονΐδΐοηδ 5εΓεΐη. Τ5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε 55ε11, ιιροη 
ύΓΕννΐη@ αρ οΓ ί5ε οοηίτΕΟίδ \νΐ(5 [5ε Οοηδίτιιοίοτ Εηύ [5ε ΑύππηΐδϊτΕΐοτ οΓ 
(5ε Μείτο, ΐηοίηύε ίεπηδ ννΐ(5 τεδρεοί (ο (5ε ίτΕηδΓετ οΓ ΙΪΕ5ί1ΐ(γ (ο (5ε 
Οοηδίτιιοίοτ Εηύ (5ε ΑύτηΐηΐδίτΕίοΓ, ύερεηύΐη§ οη (5ε £τουηύδ 5&νϊη§ 
ρτονοΐίεύ (5ε ηεοεδδΐίγ οΓ εχεουίΐοη οΓ δυο5 ννοτίίδ. Ιη οπδε (5ε 
ΟοηοεδδΐοηΕπε ύοεδ ηο( εχεειιίε δυο5 ΓειηεύΐΕΐ ννοτίίδ οί νν5ΐο5 ΐί δ5οιι1ύ 
5εατ (5ε οοδί αεοοπϋη§ ίο (5ε β5ονε, ννήΐΐδί (5ε δετνΐοε 5ε5 ΐη5(ηιοίε(1 5ϊχτι 
50 (ο ύο, (5ε δετνΐοε ΓΠΕγ (ΕΪίε οΕτε οΓ ί5ε εχεοιιίΐοη οΓ δα5)εοί τεπιεύΐΕΐ 
ννοτίίδ εγκΙ 55ε11 5ε εηίΐίΐεύ ίο ο5ΕΤβε ί5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε ννΐ(5 (5ε τεΕδοηΕ51ε 
εοδί οί δυε5 ννοτίίδ, 5Ενΐηβ Γπδί ηοίΐΓιεύ (5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε οί ΐίδ ίη(εη(ΐοη, 
Γουπεεη (14) ύΕνδ ίη ΕύνΕηοε (ογ ενεη ϊηπτηεάϊαίεΐν, ίη ΟΕδε (5ε δεΓνίοε 
5ε1ίενεδ (5 ε( (5εΓε ίδ ύΕη§ετ Γογ (5ε δηΓείγ οΓ ρεΓδοηδ). 

] ή.7 δίχ (6) τηοηίήδ 5εΓθΓε (5ε οοπκηεηεεΓηεηΐ οΓ (5ε ΟρεΓΕίίοη Ρεπού Ε( (5ε 
ΐΕίεδί, (5ε ΟοηοεδδΐοηαΐΓε 55ε!1 ύτανν αρ ε ΚεαυίΕΠοη ρτονΐύΐηο Γογ (5ε 
Γείαίΐοηδ οΓ (5ε ΟοηοεδδΐοηΕπε ννΐ(5 (5ε Μείτο υδετδ απύ 553.11 δαήτηΐί ί( (ο 
(5ε δετνΐοε Γογ ΕρρτονΕΐ. \νί(5ίη (ννο (2) Γηοη(5δ Γγογπ (5ε 5α5πιΪ55Ϊοη οΓ (5ε 
τε^ηίΕίΐοη, (5ε δετνΐοε 55ε11 Ερρτονε ϊί, ογ δεηύ (ο (5ε ΟοηοεδδΐοηΕπε ΐίδ 
ΓεΕδοηΕ5Ιε οοιηιηεηίδ ογ ο5)εοίΐοηδ. Ιη ΟΕδε (5ε δετνΐοε 5ε5 τεδροηύεύ \νϊ(5 
οοπιπιεηίδ ογ ο5)εοίΐοηδ, (5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε δ5ΕΠ ΐιηρΓονε (5ε τε§αΐΕ(ΐοη 
Εοοοπϋη^ΐγ Εηύ δΙπΕίΙ τεδυ5ηιΐί ΐ( (ο (5ε δετνΐοε, νν5ΐο5 55 ε 11 Ερρτονε ΐ( 
χνΐ(5ίη ε πιοη(5. 

16.7.1 ΙΓ (5ε δετνΐοε δίΐΐΐ 5 ε 5 ο5]εο(ΐοηδ / τετηΕτΙίδ, (5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε πίΕγ εΐ(5θΓ 
Εοοερί ΐη Γαΐΐ ογ ΐη ρΕτί 5υ5)εοί ΓεηίΕτΙίδ οΓ (5ε δετνΐοε ογ οοηδίύετ (5ε πίΕίΐετ 
Εδ ε ύΐδρυίε, νν5ΐο5 55 ε 11 5ε τεδοίνεύ ίη ΕοοοτύΕηοε \νΐ(5 Ετήοίε 38 οτ/Εηύ 39 
5ετεΐη. 

16.7.2 Ιη ΟΕδε Εηγ οΓ (5ε ύεΕύ1ΐη?δ οΓ ΕΠΐοΙε 16.7 εχρΐτεδ ννΐι5οηί Εηγ τερίγ Γγοπι 
(5ε δετνΐοε, (5ε Κ.ε§υΐΕίΐοη δ5Εΐ1 5ε οοηδΐύετεύ Εδ 5εΐη§ Ερρτονεύ, υροη (5ε 
εχρίτν οΓ (5ε δΕΪύ ρετΐούδ. 

16.7.3 Οαχϊη§ (5ε ΟρετΕίΐοη Ρεπού, (5ε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε 55 ε 11 5Ενε (5ε τΐ§5ί Εηύ (5ε 
ο51Ϊ2Ε(ΐοη ίο ηρ§ΧΕύε Εηύ ιιρύΕίε (5ε Γε§αΐΕ(ΐοη, Εδ ηεοεδδΕτγ ίτοπι ίϊπιε ίο 
ήπιε, ΐη (5ε δοπιο πίΕηηεΓ Εηύ \νΐ(5 (5ε δΕηιε (εττηδ Εηύ ρτοοεύατεδ. 

16.8 ϋαπη§ (5ε ρεπού οί ίννεΐνε (12) Γηοη(5δ 5εΓοτε (5ε εηύ οΓ (5ε Οοηοεδδΐοη 
Ρετΐού, (5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δΗΕΐΙ ίτΕΐη, ΐη ΕοοοτύΕηοε \νΐ(5 (5ε δρεοΐΓιοΕίΐοηδ 
Εηύ (5ε (ΓΕΪηΐη§ Γεςυΐτεπιεηίδ §εηετΕΐ1γ Ερρίΐεύ ύητΐη§ ορετΕίΐοη Εηύ 
πίΕΐηίεηΕηοε οΓ Μείτο δγδίετηδ, (5ε ΓεΕδοηΕ51ν τεςαπεύ ρετδοηηεΐ νν5ΐο5 
δ5Εΐ1 ιιηύετίΕΐ<ε οη 5 ο5εΙΓ οΓ (5ε ΟτεεΙί δ(Ε(ε (5ε ορετΕίΐοη Εηύ πίΕΐηίεηΕηοε 
οΓ (5ε Μείτο, ρτονΐύεύ (5 ε( (5ε ηιηη5εΓ οΓ ρετδοηδ (ο 5ε (τΕΪηεύ δ5Εΐ1 ηο( 
εχοεεύ 25 (ϊννεηίγ Γίνε). 
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16.9 Οιιτϊη§ ίΗε ΟρετΕίϊοη Ρετϊοά Εηά δΐά^εοί ίο ίΗε ίεττηδ δεί ουί Ηετεΐη, ίΗε 

ΟοηοεδδϊοηΕΐτε βΗεΙΙ ΐΕ^ε ε 11 ηεοεδδΕτγ τηεΕδητεδ 50 Εδ ίο εηδίιτε: 

3. Πιε 53ίβ, οτάετίγ Εηά οί ε Ηϊ§Η δετνΐοϊη§ Ιενεί ορετΕίϊοη οί ίΗε Μείτο. 

5. Πιε δΐηοοίΗ Εηά ιιηοΗδίηιοίεά πιονειηεηΐ οί ϋΐιε ραίοΐϊε. 

ε. ΤΗε άϊτεοί Εηά είίεείΐνε τεδροηδε οί ίΗε ορετΕίϊοη δγδίετη ίο 
εχίτΕοτάϊηΕτγ ογ επιετ^εηογ δϊίιίΕίϊοηδ. 

(ί. Πιε δΕίείγ οί Μείτο οδετδ Εηά ίΗε οοηιρΙΪΕηοε οί ίΐιε ορετΕίϊοη Εηά 
πίΕΐηίεηΕηεε δγδίειη \νϊΛ ε 11 δΕίείγ πιίεδ εβ ίη ίοτοε 6 όγπ ίϊιηε ίο ίϊιηε. 

16.10 ΤΗε άυίϊεδ οί ίΐιε Ιηάερεηάεηί Εη§ϊηεετ άιιτϊη§ ίΗε ΟρετΕίϊοη Ρετϊοά βΗεΙΙ 

εοηδϊδί ϊηΐετ εΙϊε οί ίΗε ίο11ο\νϊη§ : 

1. Ιικίΐςαίε Εηά οΗεοΙί ίη ίΗε πίΕηηεΓ ρτονΐάεά ίοτ ιιηεΙεΓ ΕΠϊεΙεδ 16.3 Εηά 
16.4. Εηγ τεφίϊτεά υρ£ΤΕάϊη§ οί ίΗε δΕίείγ ρΐΕη οτ οί ίΐιε ΟρετΕίϊοη Εηά 
ΜΕίηίεηΕηεε ΜηποεΙ. 

2. Ρτονϊίΐε γεητίγ, ηο ΐΕίετ ιΗεπ ίΐιτεε πιοηίΐΐδ Είΐετ ίΐιε εηά οί Εηγ §ϊνεη 
γεΕΤ, ε τεροτΐ οί Εΐιάϊΐ ννϊιΗ τε^ατά ίο ίΗε εοιηρΙίΕπεε οί ίΗε 
ΟοηοεδδϊοηΕΐτε \νϊίΗ ε 11 ίίδ οοπϊτεοΙχιεΙ οΗ1ϊ§Είϊοηδ άετϊνϊη§ ίτοπι ίΗε 
ΟρετΕίϊοη Εηά ΜΕίηίεηΕηεε ΜεπιιεΙ Εηά ϊη ρΕτίϊουΐΕτ ννϊιΗ τε§Ετά ίο 
τεΕάϊηεδδ, δΕίείγ, ΕνΕΪΐΕΗϊΙΐίγ, εχρΙοϊΐΕίϊοη Εηά δετνΐοϊη§ Ιενεί οί ίΗε 
δγδίεπι ίΗε §οοά πίΕΐηίεηΕηεε οί ίΗε νεΗϊοΙεδ Εηά δϊ§ηΕΐϊδΕίϊοη, ροννετ 
δΐιρρίγ, ίεΙεεοπτιηιιηϊοΕίϊοη, ρΕδδεη§ετδ εοηίτοί Εηά ίτΕίΤιε εοηίτοί 
δγδίεηΐδ, ϊάεηΐϊίγϊηβ, ϊί Εηγ, ε! 1 ιηΕίεπΕί ηοη- οοιηρΙΪΕηοεδ οί ίΗε 
ΟοηοεδδϊοηΕΐτε λνΗϊοΗ ΙΐΕνε ηοί Ηεεη τεπιεάϊεά Εί ίΗε εηά οί ίΗε δΕΪά 
γεητ. 

3. ΟΗεοΗ Εηά οειΐϊίγ γεΕτΙγ, ηο ΐΕίετ άΐΕη ίΗτεε πιοηίΐΐδ Είίετ ίΗε εηά οί 
Εηγ §ϊνεη γεΕΤ, ιΗεΙ Εί ίΗε εηά οί ΐΗε δΕΪά γεητ, ίΗε Μείτο ίνΕδ ϊη §οοά 
οοηάϊίϊοη, ε$ τεφίϊτεά Ηγ ίΗε ΟοηίΓΕΟί, ΗΕνϊη§ τε§Ετά ίο ίΕΪχ \νεΕΓ Εηά 
ΙεΕΓ, ίΤιε ίΕοί ΙΗεΤ ίΗε Μείτο \υεβ ίτεε οί Εηγ ΐΕίεηί οτ οίΐιετ άείεείδ, Εηά 
ίΗε ίΕοί ΙΙιεΙ ε 11 ρτορετίΐεδ, δίπιοίητεδ, ϊηδίΕΐΐΕίΐοηδ, ϊπιιηονΕΗΙε 
εφίϊριηεηί Εηά ΜονΕΗΙε Ρτορετΐγ οοηδίδίϊη§ Ιίιε Μείτο, ννετε ϊη 
ορετΕίϊοη Εδ ρτονίάεά Ηετεΐη. 

4. Ιη ΟΕδε οί Εηγ άείεεί ϊη ίΗε Μείτο Εηά Εηγ ηοη-οοπιρΙΪΕηοε οί Ιίιε 
ΟοηοεδδϊοηΕΐτε ννϊίΐι ϊίδ οΗ1ϊ§Είϊοηδ αηάετ Αΐδ ΟοηίΓΕΟί, ίΐιε ΟρετΕίϊοη 
Εηά ΜΕΪηίεηΕηοε ΜεππεΙ οτ ίΗε δΕίείγ ρΐΕη, ννΗείΗετ ϊάεηίϊΓιεά Ηγ Ιίιε 
Ιηάερεηάεηί Εη§ίηεετ οτ Ηγ ίΗε δίΕίε, άείεπηϊηε, εβ δοοη Εδ 
τεΕδΟΡΕΗΙγ ρΓΕοίϊοΕΗΙε, ίΗε ηαίατε Εηά ίΗε ΟΕυδε οί δΐιοΗ άείεοίδ Εηά 
Ήε ΓΪτιε ρεποά ν/ϊίΗϊη ν/ΗϊοΗ ίΗε ΟοηοεδδϊοηΕΐτε βΗεΙΙ τετηεάγ δαοΗ 
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άείεεΐδ ογ δΗ&ΙΙ ηοί εοιηρίγ ννίΛουί ρ^ικϋεε ίο Λε ή§Ηΐ 5 οί Λε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε ιιηάεΓ Λίδ ΟοηίΤΕεί. 

5. Ρο11ο\ν-αρ 3ηά ίηάίεΕίε 3ηγ ηεεά ίο ΐ3ΐ<ε 5ΐιρρ1ειηεηΐ3ΐγ πιε&δΐίΓεδ ίη 
τεδρεεί οί ίΐιε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε’δ ο51ί§3ίίοη αηάεΓ ΕΠίεΙε 3.1.1. ΗεΓεϊη. 

6. 05εε1< Λε εοιηρΙίΕπεε οί ΐΗβ ίηδυτ3ηεε ροΐίείεδ 35 ρΓονίάεά Ηετείη. 

17. ΕΕΤΤΕΚ5 ΟΓ ΟϋΑΚΑΝΤΕΕ 

17.1 ΕβίίβΓδ οί Οο3Γ2η«εε οί ίΗβ Εαυΐίν 

17.1.1 Οη Λε άΕίε οί Λε ΡίηΕηεΪΕΐ 01θδίη§, Λε δΗατεΗοΙάεΓδ 55ε1Ι ρτονίάε ίο Λε 
ΟοηοεδδίοηΕίτε ΙείίεΓδ οί §ιΐ3Γ3ηίεε ίοΓ Λείτ ραντηεηί οί Λε 5Η&τε Οαρΐϋαΐ οί 
Λε δοοίείε Αηοπγιηε ννΗίεή \νϊ11 Ηπνε 5εεη εδΐΕήΙίδΗεά 5γ Λε δΗΒτεΗοΙάεΓδ 
ίοΓ Λε εχεουίίοη οί Λε Οοηοεδδίοπ Οοηίταοί. ίη ΕοεοΓάΕηοε ννίΛ Λε 
ΡίηΕηοϊαΙ ΡΙεπ οί Λε δΕίηε ά3ίε 3ηά Γογ Λε ΓΓ^χίΓηυτη ίοίηΐ Ετηοιιηί οί Λε 
άίίίεΓεηεε 5είννεεη Λε Μίηίπιυιη δΚατε Οηριίαΐ αηά Λε δΐιατε Οβριοί 35 οί 
Λε 3βονε άΕίε. ΊΠιε 35ονε ΙείίεΓδ οί §υ3Γ3ηΐεε 5 Ι 13 .ΙΙ 5ε Γεάιιεεά Γεδρεεήνεΐγ 
3εοοΓ(1ϊη§ ίο Λε ρ3Π οί Λε δΙΐ3Γε 03ρίί3ΐ, ννΗίοΗ 55 ε11 Ρ>ε ραίεΐ {τόπι ίίπιε ίο 
ΐίπιε. 

17.1.2 Οη Λε <ΐ3ίε οί Λε ΡίηΕηείΕΐ 01οδίη§, Λε Οοηοεδ5Ϊοη3ΪΓε 55 ε 11 τεοεϊνε ίτοιη 
Λε ρτονίάεΓδ οί διΛοπϋηηίεά Εοαηδ ΙείίεΓδ οί §ιΐ3Γ3ηίεε ίοΓ 3 η Επιουηΐ 
εςα3ΐ ίο Λε ίοΐΕΐίίγ οί Λε διΛοπΙίηΕΐεά Ι,ΟΕηδ Λ Εοεοτάβηοε ννίΛ Λε 
Ρΐηβηοίαΐ Ρΐ3η οί Λε 53ΐηε άηίε. Τ5ε 35ονε ΙείίεΓδ οί §ιΐ 3 Γ 3 ηίεε 55 ε 11 5ε 
Γεάαοεά Γεδρεείίνεΐγ 3ςεοπϋη§ ίο ε3θ5 ρ3τί οί Λε 5ιι5οπϋη3ίεά Εοεπ 5 Λ 3 ί 
55311 5ε ρΕΐ(1 &οπι Ληε ίο ήπιε. 

Οη Λε ήηΐε οί Λε ΡίπΕηοίΕΐ 01οδίη§, Λε δήΕτεήοΙάετδ 5 Ηε 11 ρΓονίάε Λε 
5ΐ3ίε \νίΛ 3 ΙείίεΓ οί §η3Γ3ηΐεε ίοΓ Λεϊτ ρ3>τηεηί, ίη Λε 03 δε ννΗετε Λε 
5ί3ίε ίεπηΐηβίεδ Λε Οοηεεδδίοη ΟοηΐΓ3θί 5γ άείΕΐιΙί οί Λε ΟοηεεδδίοηΕίτε 
&πί1 δίΛδίίίυίεδ Λε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε, ίη ΕεεοπίΕηεε ννίΛ Λε ρΓονίδίοηδ 
5ετείη, ίοΓ 3η 3ΐηοιιηΐ εφίΕΐ ίο Λε άίίίεΓεηεε 5εί\νεεη Λε Ιοί 3 ΐ Ετηοιιηι οί 
Λε Εηιιίίγ, 3δ ίί άεπνεδ ίτοιη Λε Ρίη3ηοί3ΐ ΡΙεπ 3ί Λε Ρίη 3 ηεΪ 3 ΐ Οΐοδίηβ Εηά 
Λε ίοί3ΐ ΕΐηοαηΙ οί Λε Εςιιίίγ ρΕΪά ίο Λε ΟοηεεδδίοηΕΪτε αρ ίο Λε άΕίε οί 
Λε ΙεπηίηΕίίοη. 

17.1.3 Οη Λε άΕίε οί Λε ΡΛεποιεΙ 01θδίη§, Λε ΟοηεεδδίοηΕΪτε 55 ε 11 ήιτηίδΗ ίο Λε 
Εεηάετδ ογ Λε δίΕίε, ΙείίεΓδ οί βΐίΕΤΕηίεε \ν5ίε5 \νί11 εονεΓ Λε 53ΐ3ηεε οί Λε 
Γεςαίτεά Εςυίίγ οί Λε Ρίη3ηεί3ΐ ΡΙεπ, Εήετ Λε άεάαείίοη οί Λε 553τε 
εΕρίΐΕΐ Εηά Λε 5υ5θΓ<ϋη3ΐεά ΕοΕηδ. Τ5ε 35ονε ΙείίεΓδ οί §ιΐΕΓ 3 ηΙεε 55 ε 11 5ε 
τεάιιεεά τεδρεείίνεί)/ Εοεοηϋηβ ίο ε 3 εΚ ρΕΤί οί Λε 53ΐ3ηεε οί Λε Εςηίίγ 35 
ρεΓ 35ονε Λει δΗηΙΙ 5ε ρΕίά ίτοιη Ληε ίο Ληε. 

17.2 Οοοά ΡβΓίοτπΐ3ηαε Εείίβτδ οί ΟιΐϋΓηπίρε 
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17.2.1 Εείίετδ οί ΟϋΕΓΕηίεε ίοτ ί5ε Οοοοί ΡετίοπηΕηεε οί ί5ε Οοηδίπιείΐοη 

17.2.1.1 Νο ΐΕίετ ±311 ί5ε Είίεοΐϊνε ϋΕίε οί ί5ε ΟοηίτΕοί, ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε δΐιαίΐ 
ο5ίΕΪη &οπι ί5ε Οοηδίτυοίοτ, ε Οοο<3 ΡετίοπηΕηοε Ι,είίετ οί ΟϋΕΓΕηίεε Γογ 
ί5ε άυε ρετίοπηΕηοε 5γ ί5ε Οοηδίτυοίοτ οί ϊίδ ο51ϊ§Είϊοηδ υηάετ ί5ε 
Οοηδίτυοίϊοη ΟοηΐτΕοί, ίοΓ αη Επιουηί εςυΕί ίο βνε (5%) ρεΓ ςεηί οί (5ε 
εδοαίΕίεά Ιιιιηρ δυηι ρτϊοε ίοΓ ί5ε Μαΐη ^οτΐίδ οη ί5ε ΕίΓεοίΐνε ϋΕίε. Α 
οοργ οί δυο5 Ιείίετ οί §υΕΤΕηίεε δΗοΙΙ 5ε δυ5ππΐίεί1 5γ 15ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ίο 
±ε δίΕίε. Ρογ ί5ε άείεπΏίηΕήοη οί ί5ε Επιουηί οί ί5ε αβονε ΙείίεΓ οί 
§ιΐΕΓ3ΐιίεε, ϊί δΐιαίΐ 5ε οοηδϊάετεά (5εΙ ί5ε α5ονε τηεηβοηεά ρετοεηίΕ§ε οί 
Γίνε ρεΓ εεηί (5%), τείετδ 5οι5 ίο ±ε ρατί οί ί5ε εδΟΕίΕΐειΙ Ιιιιηρ δύτη ρτϊοε 
οί ί5ε Μεϊπ ννοΓίίδ εχρτεδδεά ϊη (ΙτεοΗπιε επ(3 ίο (Ηε ρΕτί εχρτεδδεά ϊη ΕΟυ. 
Ιί ίΗε δετνΐοε ιηοάϊβεδ ίΗε Μεϊπ ν/οτίίδ δο Εδ ίο ΟΕΐίδε ε (ΙεοτεΕδε οί ίΗε 
ΕδΟΕίΕίειΙ Ευτηρ δυηι Ρπεε οί ίΗε Ρπ^εοί οη ί5ε ά3γ οί ίΗε νΕΠΕίΐοη, ίΗε 
35ονε ΙείίεΓ οί §υΕΤΕηίεε δΗΕΠ 5ε Εοοοτ(ϋη§1γ άεοΓεΕδεά. Τ5ε «ΙεοτεΕδε 5Ηβ1Ι 
ίοΐΐονν ι5β ΓεΙενΕηΙ τεςυεδί οί ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε. ΊΓ5ε τεΐεηδε οί ίΗε Ε5ονε 
§οοά ρετίοππΕηοε ΙείίεΓ οί §η3ΓΕηΐεε 55ε11 5ε άεΓιηεά ίη ιΗε Οοηδίτυοίϊοη 
ΟοηΐτΕοί. 

Αβετ ίΗε 5ικ1§εΐ οί ί5ε ΟοηεεδδϊοηΕίΓε ΡυτΕΐΙεΙ \νοτΗδ 5Εδ 5εεη 5εΓιηε<1, ί5ε 
Οοηδίτυοίοτ, 5είοίε εοπηηεηοεπιεηί οί ίΗοδε \νοτΗδ, 55ε11 ίυτηϊδΗ ίο (Ηε 
ΟοηεεδδίοηΕΪτε ε Οοοά ΡετίοπηΕηοε Ηείίετ οί ΟαατΕηίεε ίοΓ (Ηεδε ννοτΗδ. οί 
Εη Επιοαηί εςυΕί ίο 5% οί ί5ε 5α<1§εΐ. 5ι οΕδε ννΗετε ρΕτί οί ογ (Ηε \ν5ο1ε οί 
ΙΗοδε· ΟοηεεδδίοηΕΪτε ΡΕΓΕίΙεΙ \νοτΗδ ϊδ ρΕΪά 5ν (Ηε δίΕίε, 5εοΕυδε ίΗε 
Επιοαηί οί 10 5ϊ11ϊοη ϋτδ. ϊη 16/08/93 νΕΪαεδ 53δ 5εεη οονετεά, (Πιε ίο ΐ5ε 
εχεουήοη οί δετνΐοε ΨοτΗδ Εηά ΑΓε5Εεο1ο§ϊθ3ΐ \νοτΗδ, ί5εη ΐ5ε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε ννΐΐΐ Εδδϊ§η ίο ί5ε ΟτεεΗ δίΕίε (Ηε ρΕτί ογ ΐ5ε ινΗοΙε οί δΐιε5 
Ιείίετ οί §ιΐΕΓΕηίεε \νΗϊοΗ οοπεδροηάδ ίο ίΗε \νοτΗδ (Ηβι 55ε11 5ε ρΒΪά 5γ (Ηε 
Οτεείί δίΕίε. 

διιεΗ Οοοίΐ ΡετίοπηΕηοε Γείίετ οί ΟϋΕΓΕηίεε 5Ηε11 5ε Εδδϊ§ηε(1 ίο ί5ε Οτεείί 
δίΕίε ίη εΕδε ±ε Οτεείί δίΕίε δυΗδίϊίυΐεδ 15ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ϊη ΐΗϊδ ΟοηΐτΕοί. 

17.2.1.2 Ιί ±ε δετνϊεε τεςυϊτεδ &οιη ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε ίΗε εχεουΗοη οί εΜποπεΙ 
Μεϊπ λνοτίίδ, ίο11ο\νΐη§ ε νΒΠΒύοη, 3εεοΓ(1ΐη§ ίο Ετΐίείε 20 Ηετεϊη, ογ οί 
ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε ΡεγεΙΙοΙ λνοτίίδ Ε5ονε ίΗε ΕτηοιιηΙ οί 10 5ϊ11ϊοη Οτδ. ϊη 
16/08/93 ρπεεδ, ίΗεη, Πείστε ίΗε εοπηηεηοεπιεηί οί δυεΗ ννοτίίδ, ίΗε 
ΟοηεεδδίοηΕΪτε δΗΒΐΙ Γατηϊδίι ίο ίΗε Οτεείί δίαιε ε εοηεδροη(ϋη§ §οοά 
ρετίοπηΕηοε Ιείίετ οί §ιΐΕΓΕηίεε, ίοτ επ ΕΐηοιιηΙ εςυΕί ίο Γίνε ρετ εεηί (5%) 
οί ίΗεϊτ οοδί ογ Εί ϊίδ εΗοϊεε, Εδδϊ§η ίο ίΗε Οτεείί δίΕίε (5ε §οο<1 ρετίοππΕηοε 
Ιείίετ οί §υΗΓΕηίεε ϊί \ν3δ ρτονϊ(1ε(1 ννϊίΗ 5γ ίΗε Οοηδίτυοίοτ. 

17.2.1.3 Τ5ε Ιεϊΐετδ οί §υΕΤ3ηίεε τείειτεά ϊη ρΕΓΕ§ΓΕρ5δ 17.2.1.1 Εηά 17.2.1.2 οί 
ρτεδεηί Ετίϊοίε, §υΕΓΕηίεε ±ε άυε ρετίοπηΕηοε 5γ ±ε Οοηδίτυοίοτ οί εΙΙ ±ε 
Ιεπηδ οί ±ε Οοηδίτυοίϊοη ΟοηΐτΕοί ϊη τεδρεοί οί ί5ε εχεευηοη οί ±ε ν/οτίίδ. 
Τ5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε υηάετίΕΐίεδ ±ε ο51ϊ§Εϋοη ίο ϊηοΐυάε ε ίεπη ϊη Ι5)ε 
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(Γοηδίτυοίίοη (Γοηίτηοί ίΐ δΗϋΙΙ εηίεΓ \νϊί5 ι5ε ΟοηδίηιοΙΟΓ, 1531 ί5ε 
(ΤοηδίτυείοΓ ννϊΐΐ βΐιαταηίεε αΐδο ιιηάεΓ ί5ε Οοοά ΡεΓίοπηαηοε ΕείίεΓδ οί 
ΟηΗταηίεε, 3ηγ οίηϊτη οί ί5ε δί3ίε ϊη Γείηίϊοη (ο Μαϊη ογ δεοοηάβτγ δοείαΐ 
δεευπίγ θΓ§3ηΪ53ΐΐοηδ 3η$ίη§ ουί οί ί5ε εχεουίΐοη οί ί5ε ^ογ55. 

17.2.1.4 Κ.ε1ε3δε οί ί5ε ΙείίεΓδ οί §υ3Γ3ηίεε οί ρ3Γ3§Γ3ρ5δ 17.2.1.1 αηά 17.2.1.2 οί 
Ιΐιε ρΓεδεηί βτΐϊοίε, δΗαΙΙ ίοε πι&άο ϊη αοεοπίηηοε \νίί5 ί5ε ίεπηδ οί ρ3Τ3§Γ3ρ5 
17.2.1.5. 

17.2.1.5 Τ1ιε 3πιοιιηΙ οί ί5ε §υ3Γ3ηίεε5 οί απΐεΐεδ 17.2.1.1 αικί 17.2.1., $5η11 5ε 
Γείεπδεά ιιροη ί5ε ϊδδυε οί 15ε \νοΓ5δ Οοπιρίεΐϊοη (3εΠϊίΐο3ΐε ϊη βοοοπίηηοε 
\νϊί5 3Πϊο1ε 12. 

Ιη ί5ε 03δε νν5εΓε ιιροη ί5ε ϊδδυε οί ί5ε \ν'θΓΐθ5 (Γοιηρίείΐοη ΟεπϊΓιοηίε, ηοη 
δΐι^δίηηΐϊαΐ ^νοΛδ 3τε 51Ϊ11 Ιο 5ε οοπιρίείειΐ, Λε (Γοηοε55Ϊοη3Ϊτε 55311 τεοείνε 
ίΐΌπι ί5ε ΟοηδϊτυοΐοΓ 3 δυρρΙεπιεηΐηΓγ ΕείΐεΓ οί Ουητηηίεε 3ΐηουηίϊη§ ίο 
Γ\νο ρετ οεηί (2%) οί ί5ε Εδοηΐηϊείΐ Ευπιρ δύτη Ρποε οη ί5ε άηγ οί ίδδηε οί 
δΐιο5 ΕείίεΓ 35 3 §υ3Γ3ηΐεε ίοΓ ιΐιε οοπιρίεΐίοη οί δΐιοΗ ννοί1<5. 5υε5 ΕείίεΓ οί 
0ιΐ3Γ3ηίεε δΗηΙΙ 5ε τεΐεαδειΐ ηίΐεΓ ί5ε ϊδδυε οί ί5ε ΟειΤϊίϊθ3ίε 5γ ίΐιε 
Ιηάερεη<3εηί Εη§ϊηεεΓ ννϊί5 Γε§3π1 ίο ώε εοπιρίείίοη οί δΐιεΚ ινοΓ^δ, ίη 
3000Γά3ηεε \νϊί5 βτίϊοίε 12.1.5 5εΓείη. 

17.2.2 ΕείίεΓδ οί Ουοτηηίεε ίοΓ ΐ5ε Οοοά ΡεΓίοππΕπεε οί ί5ε ΟρεΓ3ΐϊοη από 
Μ3Ϊηίεη3ηοε 


17.2.2.1 ΒείοΓε ί5ε Είίεούνε ϋηίε, ί5ε ΟοηοεδδίοηηΪΓε 55η11 άεπιοηδΐτηίε ίο ί5ε 
ΟΓεεΙί δίηίε 3 Οοοιΐ ΡεΓίοπηηηεε ΕείΐεΓ οί Ουητηηίεε Γεοεΐνειΐ &οπι ί5ε 
ΑώηίηΐδίτηΐοΓ, ίοτ ί5ε άυε ρεΓίοππ3ηοε οί ώε ο51ϊ§3ίϊοη5 οί ί5ε Ιβίΐετ ΐη 
Γεδρεοΐ οί ί5ε ΟρεταΡοη 3π<3 Μηϊτ.ίεηαποε οί ι5ε Μέσο, Γογ 3η ατηουηί εηυηΐ 
ιο ίϊνε 5ιιη<ΐΓε(3 ί5ου5ηη<1 500,000 ΕΟυ. Τ5ϊδ ΙεΐΐεΓ οί §ιΐ3Τ3ηίεε 55311 εηίεΓ 
ΐηίο ίοΓοε υροη 15ε ΟρεΓ3ίϊοη ϋηΐε. 

17.2.2.2 Τ5ε ΙείίεΓ οί §ιΐ3Γ3ηίεε οί’έτϊϊοίε 17.2.2.1, 55η11 5ε δυρρίειηεηίείΐ ε3θ5 νεατ 
οί ορετλίϊοη (ν,'ίιΗίη 3 Γηοηΐ5 υοτη ίΐιε εηιΐ οί δυο5 γε3Γ, 5ΐ3Γΐϊη§ ύτοπι ί5ε 
ΟρεΓ3ίίοη Οηίε), \νϊί5 3η ηάάϊίϊοηηΐ ΙείίεΓ οί §υ3Γ3ηίεε οί 3η ηιηουηΐ εςυηΐ 
ίο 500,000 ΕΟλ Τ5ε Γιηβΐ ^υητηηίεε ρΓονίάείΙ ίο 15ε ΟοηεεδδΐοηηΪΓε 55311 
5ε εςαηΐ ίο 3η ηπιοαηί οί Ιΐιτεε πΰΐΐϊοη Γίνε Ηυηάτειΐ ίΗοιίδηηά ΕΟυ 
(3,500,000 ΕΟΙΓ), λν5ϊε5 55311 τεπιηϊη ϊη ίοΓοε υηίϊΐ ί5ε εηά οί ί5ε 
Οοηοεδδϊοη Ρεποά. Εηε5 γε3Γ (ννϊί5ϊη οηε ιηοηι5 ίτοιη ί5ε εηά οί 5ΐιο5 
γε3τ), 3ίΐεΓ ί5ε γεητ άιιπη§ \ν5ίο5 5υο5 Ιενεί οί 3,500,000 ΕΟΙΙ 535 5εεη 
ο5ί3Ϊηε<1, ί5ε Α(1ιηΐηΪ5ίΓ3ίθΓ 55311 ΓυΓηϊδ5 ίο ί5ε Οοηοεδδϊοηηϊτε 3η 3(1(ϋίΐοη3ΐ 
ΙείίεΓ οί §ιΐ3Γ3ηίεε ίοΓ 3η ηηιοιιηΐ εςυηΐ ίο 500,000 ΕΟυ. 

ϋιΐΓΐηβ ί5ε ΓίΓδί (5τεε ιηοπίΕδ οί ί5ε ίοΐΐοννΐης γεητ, ί5ε Ιηοίερεηίΐεηΐ 
Εη§ϊηεεΓ 55311 ϊδδυε ϊίδ τεροπ οί &υ<3ϊί ννϊίΗ Γε§3Γ(1 ίο ί5ε εοπιρ1Ϊ3ηοε οί ί5ε 
ΟοηοεδδίοηηΪΓε ν/ϊί5 ί5ε ΟρεΓ3θοη 3ηί1 Μ3Ϊηίεη3ηοε Μηηυηΐ θυτϊη§ ί5ε 
ρΓενϊοηδ γε3Γ 3ηι1 δΕπΙΙ ο5εε5 εογΙ οεΓΐϊί\' ιΕιαί 3ί ί5ε εηιΐ οί ί5ε 53Ϊ^ γε3τ,^ί5ε 
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Μείτο ννβδ ΐη §οοά εοηάΐίίοη, 35 τεςυϊτεά 5γ Αε (ϋοηίτΕΟζ ΗΕνΑ§ τε^ατά Ιο 
ίΕΪτ \νεΕτ αηιΐ ίεΕΤ. 

Ι£ Αίδ τεροιΤ άοεδ ηοί δΗονν Εηγ δνιΐοδίαηίΐαΐ ηοη-εοπιρίΐαηοε οη 5εΗη1ί οί Αε 
Οοηοεδδϊοηαΐτε, δυεΗ ΕάάΑοηΕΐ Οοοά ΡετίοππΕηοε Εείίετ οί ΟυΕΤΕηίεε οί 
500,000 ΕΟυ 5 Ι 13 ΙΙ 5ε τεΙεΕδεά. 

ΙΓ δυεΗ τεροτί δΗο\νδ δυΗδίΕηίϊαΙ ηοη-εοτηρ1ΪΕηεε οη ΗεΗαΙί οί" Αε 
Οοηεεδδΐοηαίτε, δυεΗ ΕάάϊΐίοηΕΐ Οοοά ΡετίοπηΕηεε ^ααταηίεε δΚ&11 5ε 
τεΐεαδεά ννΗεη δυεΗ δίΛδί&ηΙϊ&Ι ηοη-εοτηρΙίΕηεεδ Ηηνε 5εεη τειηεάϊεά ογ 
υροη Αε ίδδυε οί Αε αάΑΐΐοηαΙ τεροτί οί Αβ Αάερεηάεηί Εη§Αεετ 
εεπίίγΐη§ ΑεΙ Αε Οοηεεδδϊοηαΐτε εοπιρίϊεά ννίΑ ίίδ ο5Η§Είίοη5. 

17.2.2.3 ΤΗε Ιείίετδ οί §υΕΤΕηίεε τείειτεά Ιο Α Ετίΐεΐεδ 17.2.2.1 Εηά 17.2.2.2, 
§υΕΤΕηίεε Αε άυε ρετίοπηΕηοε 5γ Αε ΑάτηΑϊδίτΕΐοτ οί ε11 ΐΐδ εοηίτΕεΑαΙ 
ο51ϊ§Είΐοηδ Α τεΐΕίϊοη ίο Αε Ορεταίΐοη Εηά ΜαΑίεηΕηεε ΟοηίτΕοί οί Αε 
Μείτο. 

δυεΗ ΕείίΟΓδ οί ΟυΕΓΕηίεεδ τείεττεά ίο Α Ετίΐεΐεδ 17.2.2.1 3η(1 17.2.2.2, 
δΚαΙΙ 5ε Εδδΐ^ηεά ίο Αε ΟΓεεΙί δίΕίε Α εΕδε Αε ΟτεεΗ δίΕίε δυΗδΐίίυίεδ ίο 
Αε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε Α Αΐδ ΟοηίτΕεί. δυεΗ ΙείίεΓδ οί §υΕΓΕηίεε 5 Ηε11 5ε αΐδο 
ίταηδίεττεά ίο Αε δίΕίε, δίχ (6) πιοηΑδ 5είθΓε Αε εηά οί Αε Οοηεεδδίοη 
Ρετίοά. 

17.2.2.4 Ιί, υροη ΑΗε ονεΓ οί Αε Ρπ^εεί, Αε Μείτο ΐδ Α §οοά εοηάΑοη, 35 τεςυϊτεά 
5γ Αε ΟοηίτΕεί, δυεΗ ΙείίεΓδ οί §υΕΤΕηίεεδ τείειτεά ίο Α ΕΠίεΙεδ 17.2.2.1 
αηά 17.2.2.2 δΗηΙΙ 5ε τεΙεΕδεά, ρτονϊάεά ΑεΙ Αε ΑάπιΑΐδΙΤΕΐοτ ΗΕδ (υτηΐδΗεά 
ίο Αε ΟτεεΗ δίΕίε ε Ιείίετ οί βυΕΤΕηίεε οί 1,500,000 ΕΟΟ, ίο §υΕΓΕηΙεε Αε 
(Ιυε ρετίοπηΕηοε οί ΐίδ ο51ΐ§ΕίΑηδ Α τεΐΕίϊοη ίο Αε ΕδδΐδίΕηοε ίο Αε 
πίΕΑίεηαηεε οί Αε Μείτο άυηη§ Αε ΜοΑίεποηοε ΑδδϊδίΕηοε Ρετίοά. ΤΑδ 
Ιείίετ οί §ιΐ3Γ3ηίεε δ5α11 5ε τεάυοεά 5γ 500,000 ΕΟυ εηοΗ γεατ. 

17.3 Εχεερί ίοτ Αε Ιείίετδ οί ΒυΕΤΕηίεε οί ρΕΓΕ^τΕρΗδ 17.1.1, 17.1.2 Εηά 17.1.3., 
Αε Εείίετδ οί ΟυΕΤΕηίεε οί ρτεδεηί Ετίίείε δΗουΙά 5ε ίδδυεά 5γ α ΒειΑ, 
ΕοοερίΕΗΙε 5γ Αε ΟτεεΗ δίΕίε Εηά δ5ου1ά 5ε ρηγΕΗΙε “εΙ ίΑδΐ οεΙΓ’. ΊΓ5εγ 
δ5ου1ά ηοί Αείυάε ίεπηδ οτ εοηάΑοηδ, Αεγ δ5ου1ά Αείυάε ε εοηάΐίΐοη οί 
\νΑνετ ίτοπι άϊδευδδΐοη Εηά αροη Αεΐτ ΐδδυε, δυΗ^οί Ιείίετδ οί §υΕΤΕηίεε 
δ5Α1 5ε ΕίίΕθ5εά Α Αηηεχ 8 ΗετεΑ. 


18. ΟΒΕΙΟΑΤΙΟΝδ ΟΓ ΤΗΕ ΟΒΕΕΚ δΤΑΤΕ 

ΑνΐΑουί ρτε^Αοε ίο Αε ρτονΐδΐοηδ οί οΑετ ΕτίΐεΙεδ ΗετεΑ, Αε ΟτεεΗ δίΕίε 
υηάετΐΕΐίεδ Είδο νίδ-Ε-νΐδ Αε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε, Λε ίο11ον/Α§ ο51ί§Είίοηδ: 

18.1 ΙηίβΓτυρίΐοη ίη Αε εοηδίπιείΐοη οτ ορετΕίιοπ οί ίΗε Μείτο 




1622 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


18.1.1 ΙΜεδδ οί5εηνΐδε ρΓονκΙοά Γογ ϊη ί5ε ρΓεδεηί ΟοηίΓ 3 οί, ί5ε Οτοε5 5ί&ίε 5 Ηε 11 
ηείι±ιεΓ ΐίδείί πογ ί5του§5 3ηγ Ρυ55ο δετνΐοο ογ ι5εΐτ επιρίογοεδ, ΐηίοΓίετε 
ογ 03ΐι$ε, ν/ΐιΐι ϊΐ5 Εθϋοπ5 ογ 011115510115, ί5ε ίεπιροΓ&ιγ ογ ίιπΗΐ ίηίειτυρίιοη οί 
ώε (Ιεδίβη, οοηδίπιοίΐοη, ίίη3ηοΐη§, οοηιρίεϊΐοη, οοτητηΐδδΐοηίη", ορεΓ3ίΐοη, 
Γη&ΐηίεηαηοε 3η<1 εχρ1οΐΐ3ίΐοη οί ί5ε Μείτο ογ 3ηγ ρεπ ί5οτεοί, 5γ ι5ε 
Οοηοε55Ϊοη3ΪΓε ογ βγ ίΓάπΙ ρετίΐοδ οη 5ε53ΐί οί ι5ε Οοηοεδδΐοη3ΪΓε. 

18.1.2 Τ5ε Οτεε5 5ί3ίε πΐ3γ εχοερίΐοη3ΐ1γ 03ΐΐ5ε \νΐί5 ΐί5 3θίΐοηδ, ί5ε ΐηίειτυρίϊοη 
οί ί5ε άεδΐβη, οοηδίπιοίΐοη, ίϊη3ηοΐη§, οοπιρίείΐοη, οοπυηΐδδΐοηΐηβ, 
ορεΓΕίίοη, πΐ3ΪηΙεη3ηοε αικί εχρ1οΐΐ3ίΐοη οί ί5ε Μείτο ογ 3 ηγ ρ 3 Γί ΐ5ετεοί, ΐη 
ί5ε ίοΙ1ο\νΐη§ 03505 : 

3. Ν3ίΐοη3ΐ Ρείεηοε Ιηίετεδίδ 

Ιη 035ε οί ν/3Γ ογ ηιοβΐ1Ϊ53ΐΐοη άυε ίο εχίεπΐ3ΐ ά3η§ετδ, ογ 5 επου 5 
άί5ηιτΙ)3ηοε, ογ Τΐιτεαΐ οί ί5ε ρυ51ΐο οπίετ αη<1 53ίεΐγ οί ί5ε 5ϋ3ΐε ίτοπι 
ίηίεπΐ3ΐ <ΐ3η§εΓ5, ί5ε Οτεείί 5ΐ3ίε Ϊ5 εηΐΐίΐοίΐ ίο αδ5 Ιΐιε ΐηιιηε£ΐί 3 ίε 
ΐηίειτυρίϊοη οί ί5ε (1θ5Ϊ§η, οοηδίπιοίΐοη ογ ορεταίΐοη οί ί5ο Μείτο, 3 ηά 
ίο ίαίοε ίΐιε Μείτο ογ 3ηγ ρ3Γί ώοτοοί αη<3ετ ίΐδ άΐτεοί 3<1ιηΐηΪ5ίΓ3ίΐοη 
3ΐκ1 οοηίτοί, ίοτ 35 1οη§ 35 ί5ο ινετ ογ (5ε 5ΐ3ίε οί επιετ§εηογ 13515. 

Τ5ο 3βονε ΐηίειτυρίϊοη οί άε5ΐ"η, οοηδίπιοίΐοη οτ ορετ 3 ίϊοη οί ίΐιε 
Μείτο, 5 Ι 13 ΙΙ ηοί 5ε οοηδίάετειΐ 35 3 5τε3θ5 οί ίίιε ίεπηδ οί ίΐιε 
Οοηοεδδίοη (ΤοηϊτΕοί, Ιταί 5 Ι 13 ΙΙ 5ε οοηδίΓίετεοΙ 35 3 η ενεηί οί Ροτοε 
Μ3.]ευΓε, ΐη \ν5ιο5 οαδε 3τίίο1ε 23 5 Η 3 ΙΙ 3ρρ1γ. 

5. Ρτοίεοΐ’δ 3η(1 υδετδ’ 53ίείν 

Ιη 035ε 15ε δετνΐοε οοηδΐάετδ, Ιΐΐ3ΐ ί5ε ΟοηοεδδΐοηΗΪτε νΐοΐείεδ ί5ε 
ίεττηδ οί ίΐιίδ Οοηίτ3θΙ ίη 3 ν/3γ νν5ΐο5 εηά3η§ετ5 ϋιε 53 ίείγ οί ϊ5ε 
Ρτο]εοί ογ οί ΐί5 υδετδ, ϊί 5 Η 3 ΙΙ ϊηδίηιοί (5ε Οοηοεδδΐοηεΐτε ίο 
ΐφπΐ0(1Ϊ3ΐε1γ 5ίορ ί5ο τεΐενεηί νΐοΐ3ίϊοη 3ηά (35ο 311 ηεοε 553 τν 
πιεαδυτεδ ίοτ 15ε εϋπιίιΐ3ίίοη οί ί5ε ά3η§ετ. 

Ιη 0350 ί5ο Οοηοε55Ϊοη3ΪΓε άοεδ ηοί τεπιε(1γ ί5ε 35ονο νΐοΐ3ίΐοη, ί5ε 
δετνΐοε Ϊ5 οηίιί1ε<1 ίο ίηίετηιρί ίίιε ρ3Γί οί 15ε \νοτ55 ογ ί5ο ορετυΐΐοη οί 
ϊ5ε Μείτο \ν5ϊο5 3τε 3ίίεοΙε(1 5γ δυο5 νΐοΐ3ϊΐοη 3η<1 ίο 135ε ϊίδείί οτ 
ί5του§5 3 ι5ϊγ( 1 εηίϊΐγ, ι5ε ηοοε553ΐγ πιε35ΐιτε5 ϊη οπίετ ίο τεπιείΐγ 5υο5 
νίοΐ3ίϊοη. 

Ιη 035ε οί 3 (Ιΐδρυίε 35 ίο ν/5εί5ετ ί5ε Οοηοεδδΐοηεΐτο ΐδ ϊη 5τε3ο5 οί ίΐδ 
οοηίτ3θίυ3ΐ ο51ΐ§3ίΐοηδ, οτ 35 ίο ί5ε εχίδΐεηοο οί (Ιεηεετ ίοτ ί5ε 53 ίεΐγ 
οί ί5ε Ρτο]οοί ογ οί ϊίδ υδεΓδ, επο5 ρετΐγ ϊδ εηίΐί!ε<1 ίο Γεοουτδε ίο ί5ο 
(ϋδρυίεδ’ τεδοΐυίϊοη ρτοοεώατε οί ετΐϊοΐεδ 38 3η(1 39 5οτεΐη . 


ο. Ιί ώιτΐη§ ί5ο Οοηδίπιοίΐοη Ρεποά, ί5ε δετνΐοε οοηδΐοΙοΓδ ί53ί ί5εΓε Ϊ5 
(ΙβηεεΓ ίο 03υδε (ΐ3Γη3§05 ίο ηιοηυπιεηΐδ, 5υΐ1(1ΐη§5. ογ οφετ, 
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ΐηδίΕΐΐΕίΐοηδ, ΐί ΐδ εηίΐίΐεά Ιο ΐηδίηιοί Αε Αίειτιιρίΐοη οί Αε ρ&η οί Αε 
\νοΓΐ<5 \ν5ϊε5 ετεαίε δίκΑ άΕΠβεί ογ Αε πηιηεάΐ&Ιε πιοΑίϊοΕίΐοη οί Αε 
οοηδίταοίΐοη ιηεΑοάδ, ενεη ΐί Αεδε βτε εχεουίεά ε£Αγ ΐίδ ρποΓ 
αρρΓον&Ι. Τ5ε ΐδδΐιε, ογ ηοη-ΐδδυε οί 3η ΐηδίηιείϊοη Ιο Αίεπαιρί Αε 
ννοΓίίδ, άοεδ ηοί τεΐεαδε Αε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε - οί Εηγ οί ΐίδ 
ΓεδροηδΛϊΙΐίΐεδ ίοΓ Αε &βονε ά3ηΐΕ§ε3. 

ΤΙιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε δΐιαίΐ οοπιρίγ ν/ΐΑ Αε Ε5ονε ίηδίηιοΐΐοηδ οί Αε 
δετνΐοε, \νΐΑοαί 5εώ§ εηΐίΐ1ε<1 Ιο Εδ1< ίοΓ επ εχίεηδΐοη οί άεΕάϋηεδ, ογ 
ΕάΑύοηΕΐ οοιηρεηδΕίΐοη, αηίεδδ οΑεηνΐδε ρτονΐάεά Κετεΐη. 

Ιη εΕδε οί ε άΐδραίε Εδ Ιο Αε εχΐδίεηοε οί άηηβετ ΕοεοΓάΐη§ ίο Αε 
&5ονε, ογ Ιο Αε ηεεά οί ο1ΐ3η§ΐη§ Αε οοηδίηιείΐοη ιηεΑοάδ, Αε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ΐδ εηίϊίΐεά Ιο Γεοουτδε Ιο Αε άΐδρυΐεδ’ Γεδοΐυύοη 
ρΓοεεάιιτε οί Εΐίΐοΐεδ 38 Εηά 39 ΙιεΓεΑ. 

18.1.3 Ιη ηο ΟΕδε Αε άυτΕίΐοη ογ Αε εχίεηί οί Αε Αίοιταρϋϊοη 5 Ηε 11 5ε 1οη§ετ Αεπ 
ηεεάεά, άερεηάώ§ οη Αε οΐτουπίδίΕηοεδ Εηά ΕοοοΓάΐη§ Ιο §οοά ίΕΪΑ. 

18.1.4 Ιη ΟΕδε εΐΑεΓ ε) Αε Οτεείί δίΕίε ογ Εηγ Ριι51ΐο δετνΐοε ογ Αεΐτ εηιρίογεεδ, 
Αίετίετε ογ ΟΕΐίδε Αίειτυρϋΐοη, νΐοΐΕίΐηβ Ετίΐοίε 18.1.1 ογ 5) ε άεοΐδΐοη ΐδ 
ΐδδυεά Α ίΕνοιιτ οί Αε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε Α Αε ΟΕδε οί Ετίΐοίε 18.1.2(5) 
ογ/επ(1 18.1.2 (ε) Αεη : 

18.1.4.1 Ιί Αε Αίεπιιρϋΐοη οοοητδ 5είθΓε Αε ΟρεΓΕίΐοη ϋΕίε, Αε Οτεείί δίΕίε 55ε11 
οοπιρεηδΕίε Αε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ίοΓ Αε Ροδΐίΐνε 03πΐΕ§εδ ΐι δ5η11 δαδίΕΑ Εδ 
ε τεδυΐί οί Αε Ε5ονε Αίετηιρίΐοη, Εηά 55ε11 §ΓΕηί ε οοιτεδροηάώ§ εχίεηδΐοη 
οί Αε ΙοΙεΙ εοηδίηιοίΐοη άεΕάΙΑε οί Ετίΐοίε 7.1 Εηά οί Αε Οοηοεδδΐοη 
Ρετίοά, εςιίΕΐ ίο Αε Εάνετδε είίεοί οί Αε Αίειταρίΐοη οη Αε επίΐοΕί ρηΑ οί 
Αε ΡΕΚΤ Αε^τεπι. ΜοΓεονεΓ, Αε Οτεείί δίΕίε δΗαΙΙ £ΤΕηί ε οοιτεδροηάΐη§ 
εχίεηδΐοη οί Αε ΑίεπηεΑΕίε άεηάΐώεδ, ννΑε5 ννετε Είίεείεά 5γ Αε 
Αίειηιρίΐοη. 

18.1.4.2 Ιί Αε Αίειτυρίΐοη οεειιτδ άιιτίη§ Αε ΟρεΓΕίΐοη Ρεποά, Αε Οτεείε δίΕίε 55 ε 11 
οοπιρεηδΕίε Αε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ίοΓ Αε Ροδΐίΐνε 0ΕπΐΕ§εδ ΐί βΗεΙΙ δαδίΕΑ Εδ 
ε εοηδεςηεηοε οί δΐιο5 Αίεπηρίΐοη. 

18.1.5 ΨΐΑοηί ρτε,ίηΑεε ίο Αε Ε5ονε, ΐί Αε Αίεπτιρίΐοη ιιηάεΓ ΕΠΐοΙε 18.1.4 
εχίεηάδ ίοΓ πιογο Αεπ οηε Ιιηηάτεά Εηά Πνεηίγ (120) άΕγδ άιιήη§ Αε 
Οοηδίπιοίΐοη Ρεποά, ογ ιηοίε Αεπ δΐχίγ (60) άηγδ άυτΐη§ Αε ΟρεΓΕίΐοη 
Ρεποά, Αε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓ8 ΐδ εηύίΐεά ίο ΙεππΐηΕίε Αε ΟοηίτΕοί. 1η δηοΗ 
ΟΕδε, Αε ρΓονΐδίοηδ οί ΕΠΐοΙε 29 εΗεΙΙ 5ε Ερρ1ΐθΕ51ε ίοΓ Αε τεδί. 

18.2 ΡείΕΥ οί ΡΕντηεηίδ 


18.2.1 


Ιη ίΗε ΟοηδίΓυείϊοη Ρβηοά 
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18.2.1.1 Ιί ίοΓ αηγ Γεαδοη, άιε δυιηδ άυε 6γ άιε $ίαίε ίο άιε ΟοηοεδδϊοηαΪΓε ϊη Γείαάοη 
ίο άιε (Γοηΐηάυάοη, άιε Οοηοεδδϊοηαϊίε’δ Ραταΐΐεΐ \νοάίδ εχοεεάϊιΐβ ίΐιε 
ατηουηί οΓ Ιεη (10) 6ϊ11ϊοη ΟΓαοΗιηαδ ϊη 16/08/1993 ρποεδ αηά άιε 
ναηαάοηδ, ατε ηοί ραϊά 6γ άιε ΟΓεεΙί δίαίε οη άιε άαίε αροη ννΐιϊοά δυοΗ 
δΐιπίδ λνεΓε άυε 3χι<1 ραγα61ε, άιε Οίεείί 5ίαίε δΗαΙΙ ραγ ίο άιε ΟοηοεδδϊοηαΪΓε 
ϊηίεΓεδί, αίίεΓ 6ανϊη§ 6εεη ποάίϊεά ίη \νπΐΐη§. Ρογ ραγπιεηΐδ ίη άταοΐιιηα, άιε 
αηηυαΐ ϊηίεΓεδί δΗαΙΙ 6ε άιε ϊηίεΓεδί ταίε Γογ άεροδϊίδ ίη άταοίπηα Γογ α ρεποά 
οΓ ίννεΐνε (12) πιοηάΐδ ρΐηδ οηε (1) αηίί, (ογ ίΓ δΐιοΐι αη ϊηίεΓεδί ταίε Γογ α (12) 
πιοηάι ρεποά ίδ ηοί αναϊΐαάΐε, άιε ϊηίεΓεδί Γ3ίε δΗαΙΙ 6ε εςυαΐ (ο ί6ε ϊηίεΓεδί 
Γ3ίε Γογ άεροδϊίδ ϊη άταοΗπια Γογ 3 ρεποά οΓ δϊχ (6) πιοηάΐδ), ννΗϊοΗ ϊδ 
ρυΗΙϊδΗεά ϊη Κευίείδ ρα§ε 1·\νΚ ΑΤΗΙΒΟΚ. 31 1:00 ρ.ηη. (ΑίΗεηδ ίίπιε), οη 
άιε Βιΐδίηεδδ ϋαγ ϊη Αί6εηδ, Γα11ϊη§ ϊιηπιεάϊαΐεΐγ 6εΓθΓε άιε εοπιιηεηεειηεηΐ 
οΓ εαοΗ ϊηίεΓεδί 6εαπη§ ρεποά. Ρογ ρ3γτηεηίδ ϊη ΕΟυ, άιε αηηυαΐ ϊηίεΓεδί 
δ63ΐ1 6ε ί6ε ϊηίεΓεδί Γ3ίε οί άεροδϊίδ ϊη ΕΟϋ, Γογ 3 ρεποά οΓ Πνεΐνε (12) 
πιοηάΐδ, ρΐιΐδ οηε (1) ιιηίΐ, ινΗϊοΗ ϊηίεΓεδί Γ3ίε ϊδ ρυΗΙϊδΗεά οη Τε1εΓ3ίε ραι>ε 
3750 31 11:00 α.πι. (Εοηάοη ίίπιε), οη ίΗε Βυδϊηεδδ ά3γ ίη Αάιεηδ, Γα11ϊη§ 
ϊπιιηεάϊαΐεΐν 6εΓοίε άιε οοπιπιεηοεπιεηι οΓ ε3ο6 ϊηίεΓεδί 6εατϊη§ ρεποά. 

Τ6ε ϊηίεΓεδί 6εατϊη§ ρεποάδ δΗαΙΙ 6ε δυοοεδδϊνε ρεποάδ οΓ ί\νε1νε (12) 
πιοηάΐδ (ογ ρ3Π άιείεοΓ Γογ άιε ΐ3δί ϊηίεΓεδί-6εαπη§ ρεποά). ΤΗε ΓίΓδί ρεποά 
δίητίδ οη άιε άηγ άιε ρ3γπιεηΐ Ηεοατηε άιιε Γογ ί6ε ίίΓδί ίύηε. Τ6ε ϊηίεΓεδί 
δ63ΐ1 6ε εαρϊίηΐϊδεά 3ηά 3άάεά ίο ί6ε ατηουηί άυε 31 άιε εηά οί ε3ε6 ϊηίεΓεδί- 
6εατϊη§ ρεποά. 

18.2.1.2 Ιη 03δε άιε 36ονε άεΐ3γ εχίεηάδ Γογ τηοΓε ί6αη οηε (I) ιηοηάι Γτοπι άιε ά3ίε 
αροη \ν6ΐο6 δαε6 δίαη 6εθ3Πΐε άυε 3ηά ρ3γ361ε, άιε ΟοηοεδδϊοηαΪΓε πιαγ 
ϊηίειτυρί άιε ν/οάίδ ογ 3ηγ ρ3Γί άιεΓεοί ηοάίγϊηβ ίΪΓδΐ άιε δετνϊοε, ινϊιΗ 3 
δρεεΪ3ΐ ιντϊίΐεη ηοάοε. Τννο (2) ιηοηάίδ αίίεΓ άιε δυ6πιϊδδϊοη οΓ άιε δρεοϊαΐ 
ιντϊίΐεη ηοάοε πιεηάοηεά Ηοίοτε, αηά ρίονΐάεά άιε ΟΓεεΙί 5ί3ίε 1ΐ3δ ηοί ρηϊά 
άιε 3ΐηοιιηί άαε ϊηοΓεαδεά 6γ άιε ϊηίεΓεδί 3δ άεΓιηεά 36ονε, άιε 
ΟοηοεδδϊοηαΪΓε ϊδ εηάιίεά ίο ίεπηιηαίε, άιε Οοηΐταοί. Ιη δυοΗ 03δε, άιε 
ρΓονϊδϊοηδ οΓ ατάείε 29 δΗαΙΙ -6ε 3ρρ1ϊο361ε Γογ άιε τεδΐ. 

18.2.2 Ιη ί6ε ΟρεΓ3ίϊοη Ρεποά 

18.2.2.1 ΙΓ άαπηβ ί6ε ΟρεΓ3ίϊοη Ρεποά οΓ ί6ε ΡΓθ)εοΙ, ϊΗογο ϊδ 3 άεΐ3γ ϊη άιε ρανπιεηΐ 
3οςοΓάϊη§ ίο άιε ρΓονϊδϊοηδ οΓ ΐΗϊδ Οοηΐταοί, οΓ άιε 3ΐηουηίδ ινΗϊοΗ 3τε άυε 
3ηά ραγαΗΙε 6γ άιε ΟτεοΚ 5ί3ίε ίο άιε €οηεεδδΐοη3ΪΓε υηάεΓ 3Γΐϊο1ε 15 
Ηετεϊη, άιε Γο11οινϊη§ οοηδεςυεηοεδ δΚ3ΐ1 οεουΓ : 

3. Τ6ε ΟοηοεδδϊοηαΪΓε δ63ΐ1 6ε 3υίοπΐ3άθ3ΐ1γ εηάιίεά ίο ϊηίεΓεδί ρ3γτηεηί, 
3δ ρΓονϊάεά Γογ 6γ 3Πϊο1ε 18.2.1.1. αηά 18.2.1.2. 

6. Οηε (1) ιηοηάι αίΐεΓ άιε άαίε υροη ινΗϊοΗ ραγτηεηί νναδ άυε αηά 
ραγαΗΙε αηά ρΓονϊάεά άιε ΟΓεεΙί δίαίε 6αδ ηοί ραϊά άιε απιουηΐ άυε 
ϊηοΓεαδεά 6γ άιε ϊηίεΓεδί άεΓιηεά Ηετεϊη, άιε ΟοηοεδδϊοηαΪΓε ϊδ εηάιίεά 
ίο 1 υδρεηά, αΐ αηγ άηιε, ίΗε ορειαιίοη οί άιε Μείτο ογ αην ραπ άιετεοΓ. 
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ΙΐΕνΐη§ βτδΐ ηούβεύ ίΐιε δετνίεε οί ΐίδ ΐηίεηύοη Ιο ύο 50 ίΐιτεε (3) ύΕγδ 
ίη Εύνηηεε, ννίίΐι α δρεείΕΐ ννπίΐεη ηούεε. 

ε. Ιί αίΐεΓ οηε (1) ιηοηίΐι &οιη ίΐιε εη<1 οί ώε οηε (1) ηιοηΛ ύεΕύΙΐηε οί 
ατΐΐοίε 18.2.2.1 (β) ΙιεΓείη, ίΐιε Οτεείί δίΕίε ΙΐΕδ ηοΐ ρηΐύ ιΗε αιηουηί ύυε 
ΐηετεΕδεύ βγ ώε ίηίεΓεδΙ ύεβηεύ ΙιεΓεΐη, ίΗε ΟοηεεδδίοηΕΐτε ΐδ εηήΐΐεά 
Ιο ΙεπηΐηΕίε, ίΐιε ΟοηίτΕοί. Ιη δΐιεΗ εοδε ίΐιε ρΓονΐδΐοηδ οί Ετίίείε 29 
δΐιαίΐ βε αρρΙΐο&ΒΙε ίοΓ Λε τεδί. 

18.2.3 Ιη ε&δε οί ύεΐηγ οί ρΕγπιεηΙδ 6εΐη§ ύηε ίο ίΐιε ΟοηεεδδίοηΕΐτε, ονετ Εηύ 
&βονε ίΐιοδβ τείειτεύ ΐη Εΐΐΐεΐεδ 18.2.1 Εηύ 18.2.2 αβονε, ώε ρΓονΐδΐοηδ οί 
ΕΠΐεΙε 18.2.1.1 δΐι&ΐΐ 1>ε ρΓοροΓίΐοηαΙΙγ Ερρίίοαβίε. 

18.3 ΕοιιεΙ ΤτεΕίπιεπί 

Ήιε ΟτεεΚ δίΕίε δΙίΕΐ! εηδίιτε ΛεΙ <3ιιήη§ ίΐιε Οοηεεδδϊοη ΟοηίτΕεί ηο οίΐιετ 
ίτΕηδροτίΕύοη πιε&ηδ οη τεϊΙ ίτΕεΙίδ οτ/Εηύ Λε εηύίγ εχρ1οίήη§ Λε δΕίηε ίη 
Λε ετοε οί ΤΙιεδδΕίοιτϋα δΗ&ΙΙ εη]ογ δρεεΪΕΐ ϋτεΕϋηεηί ογ βεηεβίδ ίτοιη ιΗε 
Οτεείς δίΕίε ογ &οπι Εηγ ούιετ εοπιρείεηΐ Εϋίΐιοτΐΐγ, ίη τεΐΕϋοη ίο ώε 
ορετΕΡοη ογ /Εηύ εχρΙοίίΕϋίοη ογ/ Εηύ ηΐΕΪηΙεη&ηοε οί δαί^εοί ιηεαηδ, 
εοπιρΕτεύ Ιο Ιΐιε οηε ρτονίύεύ ογ οίίετεύ Ιο Ήιε$δ&1οηϋά Μείτο οηύ ίο ίΐιε 
ΟοηεεδδίοηΕΐτε Εοεοτύΐη§ ίο ίΐιε ρΓεδεηί ΟοηίτΕεί. Ροτ ίΐιε 5α1ςε οί 
ίηάϊο&ΐΐοη, δΐιείι δρεείΕΐ ίτεαίηιεηί ογ βεηεβί πίΕγ οοπδίδί οί τε^ηίΕίίοηδ 
τεΐαβνε Ιο ώε εοδί οί εηετ§γ, ρεΓδοηηε! δοεί&Ι δεειιτίίγ οβ1ί§Εβοηδ, Ιεχ 
ρ&γπιεηϋ, §ταηβη§ οί διώδίύγ Εί οί ε Ηί§Ιιετ ρετεεηίΕ§ε ιΙιεπ ώε ρετεεηίΕ§ε 
οί ήεΐίεί δΐιΒδΐύγ οί ώε Μείτο, είε. ΤΙιε Εβονε ρτονΐδΐοη ίδ ηοί τείεττίη§ ίο 
ώε εχίδΐίη§ τε§ήηε Εδ οί ίΐιε ύΕίε οί δί§ηΕίιιτε Ιιετεοί, Ιογ ννΐιίεΐι 
ΤΙιεδδΕίοηίΙά’ δ (τΕηδροΓίΕίίοη ιηεΕηδ Ετε τε^υΐΕΐεύ ηοτ ύοεδ ίί εοηεετη ίΚε 
Οτεείς ΚηΐΙννΕγδ Οτ§ΕηΐδΕύοη (ΟδΕ), πογ ίίδ ροδδΛΙε δϋβδίύΪΕτΐεδ ηοτ ίΐιε 
οοιηρΕηΐεδ ίο λνΐήοΐι ΟδΕ ννίΠ ροδδίβΐγ Εδδί§η τεΙενΕηί δετνίοεδ. 

18.4 ΟίΙιεΓ οί»1ί£Είίοη5 

ΊΠιε Οτεείί δίΕίε Εδδηιηεδ ε1$ο ίοννητύδ ίΐιε ΟοηεεδδίοηΕΐτε ίΐιε ίο11οννίη§ 
ο1)1ί§Εβοηδ: 

18.4.1 Το εηδίιτε ίο ίΐιε ΟοηεεδδίοηΕΐτε, ΐΗε ηεεεδδΕτγ εοηίΐΐβοηδ ίοτ ίΐιε 
υηοβδίηιείεύ εχεεηβοη οί Λε Ψοτίίδ, άυπη§ ώε Οοηεεδδϊοη Ρεπού, 
ρτονίύεύ ώεγ ίΕΐΙ νόίΜη ίΐιε Οτεείί δίΕίε’δ δρίιετε οί ΓεδροηδΛΐΙΐίγ Εηά ίο 
βιΐΐγ εηδίιτε ίΐιε π^ΐιίδ άεπνΐη§ Ιιετε&οιη Εηά &ογπ ίΐιε ΐΕ\ν, (1απη§ ίΐιε 
Οοηεεδδϊοη Ρεπού, Εηύ ίο ρτονΐύε ίΐιε ΟοηεεδδίοηΕΐτε ννίίΐι εΙΙ ΕδδίδίΕηεε 
ηεεάεά ίη τεΐΕϋοη Ηετεοί. 

18.4.2 Το ίΕΐ(ε εΙΙ ηεεεδδΕτγ ΕεΡοηδ Εηύ λνΐιεηενετ ΓεΕδοηΕΐιΙγ τεςαεδίεύ 1)γ ίΚε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε, ίο εηδίιτε ΐΗε ηεεεδδΕτγ ΕδδίδίΕηεε οί οίΚετ Ρη51ίε δετνίεεδ 
ύιιπηβ ώε Οοηεεδδϊοη Ρεπού. 
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18.4.3 Το ϊίιηεΐγ 301 ινίΛ 03τε 3ηά Λΐΐβεηεε, ΐη 3οεοτ(ΐ3ηοε \νίΛ Λε ρτονϊδΐοηδ οί 
Ετίϊοίε 36 Κετεϊη, 3ΐκ1 Ιο 3δδίδί Λε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ϊη Λε ίδδΐιε 6γ Λε 
εοπιρείεηΐ Ριι61ίε δετνίεεδ οί αΐΐ Ρεπηϊΐδ οί αηγ η&ίιιτε, ρτονίάεά ίοτ 6γ ίΐιε 
ΟοηίτΕοί 3η(1 Λε ΐ3ΐν ίοτ Λε εχεοιιίίοη οί Λε λΥοτΚδ 3η(1 ίοτ Λε ορεΓ 3 ΐίοη 
3ΐκ1 πΐ3Ϊηΐεη3χιοε οί Ιΐιε Μείτο, 3δ \νε11 3δ οί Λοδε Ρεπηίίδ \ν6ίο6 \νί11 
Γε3δοη3ΐ)1γ 6ε τεηαεδίεά 6γ Λε 0οηοέ$δϊοη3ίτε ίοΓ Λεδε ρατροδεδ, ενεη ϊί 
ηοί ρτονιάεά ίοΓ ϊιετείη, δο ΛεΙ δΐιοΐι Ρεπηΐΐδ αηά οοηδεπίδ 3τε πΐ3ΐηί3ίηε<1, 
τεηεννεά 3η<1 εηίοτοεά 3δ Λε 03δε πΐ3γ 6ε. Τ6ε δ3ΐηε δ63ΐ! 6ε 3ρρ1ίο361ε ίοΓ 
Λε 3ρρ1ϊθ36οη 3ΐκ1 ιηαίιιίεηβηοε οί ροΐϊοε 3ΐκ1 οΐ6εΓ ρΓονΐδΐοηδ, ίοΓ Λε 
οοιηραΙδΟΓγ ρ3γχηεηΙ οί Λε Ιΐοΐίεΐ ρποε 6γ Λε ιΐδεΓδ οί Λε Μείτο 3ΐκ1 Λε 
ιηαΛίεηΗϊΐοε οί ρα61ίο οπΙεΓ 3ΐκ1 δΕίείγ ϊη Λε 3τε3δ οί Λε Μείτο. 

18.4.4 Το εηδίιτε Λ ΕοοοπίΕηοε ινίΛ Λε ίεπτίδ δει οαί Ηετεΐη, Λε ιιηο6δΐηιοϊε(1 
3οεεδδ 3ΐκ1 άερΕτί Ιο 3ηά ίτοπι Λε ΛδίΕΐΐΕίίοηδ 3ΐΐ(1 δΐίεδ οί Λε 
Οοηοεδδϊοη3Ϊτε, 6οΛ Λιπη§ Λε εχεευίίοη οί Λε \νοτ1ίδ 3η<1 Λε ΟρετΕίίοη 
3ΐΐ(1 ΜΕΐηίεηΕηοε οί Λε Μείτο ϊη 3εεοτ(ΐ3ηοε ινϊΛ Λε ρτονίδίοηδ 6ετεΛ. 

18.4.5 Νοί ίο 3δδί§η οτ ίο Εΐΐονν ίΐΐΐ Λε εη<1 οτ ίεπηϊηΕΐίοη οί ρτεδεηί ΟοηίτΕοί, Λε 
οοηδΐηιοΐίοη ογ/βικ! ορετΕΐϊοη οί οΛετ ιηεΕηδ οί πΐ3δ513ΐκ1 ΐΓΕηδροΠΕτίοη οη 
Τ3Ϊ1 ίΓ3θ1νδ, ν/ϊΛίη Λε Ρτα^εοΓδ ζοηε οί ϊηίΐυεηοε, \ν6ί<Λ εχΐεικϊδ 100 πι οη 
6οΛ δίάεδ οί Λε Μείτο Ιΐηε 3χΐδ, ινιΛοιιί Λε ρτίοτ \νπΐίεη οοηδεηί οί Λε 
ΟοηοεδδίοηΕΪτε. Τ6ίδ τε§υΐ3ΐίοη άοεδ ηοί εοηοετη 

3. Λε πΐ3δδ ίτ3ηδροΓί3ΐίοη τηεοηδ ορεταίϊη§ οη Λε ά3ΐε οί δί§ηαΐιιτε οί Λε 
ρτεδεηί οοηίταοί, 

6. αηγ ρετρεηςϋοιιίατ ίο Λε Μείτο Ιΐηε, ΙΛεδ οί αηγ ηίΕδδ ΐΤΕηδροτίΕίίοη 
τηεαηδ Λε1υΛη§ Λε οηεδ οη Τ3Ϊ1 ΐτ&οΐεδ ινΗιεΗ \νΐ11 ροδδΐ61γ 6ε 
εοηδΐηιοΐεά, 

ε. 3ηγ Ιΐηεδ οί 3ηγ πιαδδ ίτΕηδροτΐΕίίοη πιε3η5 ίη Λε 3τε3 οί Λε ροδδί61ε 
εχίεηδϊοηδ οί Λε Μείτο 3η<1 

ά. εο3δί δ6ιιίΐ1εδ 

ε. ρεορίε πΐ3δδ ίτΕηδροτΐΕίίοη πιε3ηδ ννΛεΗ ηΐ3γ ροδδί61γ 6ε οτεΕίεά 
Λτου§6 Λε ιιηάεην3ΐετ το3(1 3τΐετγ ρΐΕηηεά ίο 6ε εοηδίηιείεά Λ 
Τ6εδδ3ΐοηί1α. 

ί. Λε δα6ιιτ63η τΕΪΙννΕγδ ινΙύοΗ \νΐ11 ροδδί61γ ορετ 3 ίε Λ Λε 3τε3 οί 
Τ6εδδ3ΐοηΐ1ά. 

18.4.6 \νϊΛοιιί ρτε]ηΛεε ίο Λε ίεπηδ δεί 6ετείη, ίο Εδδίδί Λε ΟοηοεδδίοηΕΪτε, αροη 
Λε 0οηεεδδΐοη3ίτε’δ τε3δοη361ε τεςυεδί, ίίδείί οτ ίο εααδε 3ηγ οΛετ Ριι61ϊε 
δετνϊεε ίο Εδδίδί Λε ΟοηοεδδίοηΕΪτε, ίη (ϋδθΐ3Ϊπώι§ εΐ3Ϊπΐδ οτ (ΙεπίΕηάδ 
ρϋΓδηεά 6είοτε οτ οαί οί Οοιιτί οί 3ηγ ηΕίιιτε \ν6ϊο6 3τε τεΐΕίεά ίο Λε 
Ρπ^εοί, ρτονί<1ε<3 Λε ΟοηοεδδίοηΕΪτε ΛιΙΙγ ηοΐίίιεδ Λε Οτεείς δίΕίε επ(| 
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ώηφ βιτηΐδΚεδ ΐΐ ννΐΐ6 ε! 1 ΐηΤοπηΕΐΐοη ΐη τεΐΕίΐοη Ιο ΐΐιο Ε6ονε. Τ6ε Οι·εε1< 
δίΕίε 03ΐι ηοΐ τείίίδε ΐίδ ΕδδΐδίΕηοε ννΐάιοηί Γεαδοηαϋΐε οΕΐΐδε. Πιε ροδΐϋίνε ογ 
ηε§αίΐνε Εηδννετ οΓ ί6ε Οτεείί δίΕίε δ6α11 6ε ρτονΐάεά ίο ι6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 
λνίίΚίη Γε3δοη361ε ύιηε Ιο οοηίτοηΐ Εηά ΐηνεδίΐβΕίε ι6ε ροδδΐ6ΐ1ΐίγ ίο τεδοίνε 
ί6ε άΐδρυίε. 

Ιη 03δε ί6ε ΟτεεΚ δίΕίε ίαΐΐδ ίο ίτχΐίϊΐ ΐίδ ο61ΐ§Είΐοηδ ογ/ Εηά ιιηάετίΕΐίΐηβδ 
ρτονίάεά Γογ ΐη ίΐιε ρΓεδεηί Ετίΐοίε, ί6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 5 6 ε 1Ι 6ε εηύίΐεά ίο 
3δ1« εΐάιετ ίο 6ε οοπιρεηδΕίεά Γογ ώε Ροδΐίΐνε 0απΐ3§εδ ΐί δΐΐδίΕΐηεά, ογ Γογ 
ΓεΕάΐιΐδίτηεηί οΓ ί6ε οοηδΐάετΕίΐοη άιιε ίο ΐί. 


δΕΚΥΊΟΕδ ΟΡ ΤΗΕ ΡϋΒΕΙΟ ϋΤΙΕΙΤΥ ΟΚΟΑΝΙδΑΤΙΟΝδ (Ρ.υ.Ο ) 

Τ6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δ63ΐ1 6εητ ί6ε οοδί Γογ ί6ε οοηδίτηοΐΐοη οΓ Ρ.υ.Ο. 
ΐηδί3ΐΐ3Ροηδ, ίο 16 ε εχίεηί ί6εδε ννοτίίδ οοηδΐδί Μαίη ΨοΓίίδ. ΤΊιε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 563 ΙΙ Είδο 6 ε 3 Γ ίΐιε οοδί οΓ ϋ 6 ε ννοτίίδ Γογ ί 6 ε οοηηεοίΐοη οΓ 
Ρ.υ.Ο. ίηδίαΙίΕΐΐοηδ ίο ί6ε Μείτο. Τ6ε οοδί οΓ ί6ε α6ονε ννοτίίδ ίδ ΐηοΐυάεά ΐη 
ί6ε Ιιιπιρ δΐιπι ριΐοε. 

Τ6ε οοηδΐπιοίϊοη οοδί οΓ Ρ.υ.Ο. ννοτίίδ 56 ε 11 6ε ίυΐΕηοεά ΐη ΕοοοτάΕηοε \νΐι6 
Εΐίιοίε 6.2.2. 6ετεΐη, ίο ί6ε εχίεηί ί6εδε \νοτ1ίδ Ετε ΡΕταΙΙεΙ \Υοτ1ίδ. 

Τ 6 ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 562 Ι] 6οεγ ίΓιε οοδί οΓ ί6ε λνοΗίδ Γογ Ι6ε οοηδίπιοίΐοη οΓ 
Ρ.υ.Ο. ΐηδίΕΐΐΕίΐοηδ Εηά ί6ε οοδί οΓ ί6ε λνοΓ^δ Γογ ΐ6ε οοηηεοίΐοη οΓ Ρ.υ.Ο. 
ώδΐΕΐΐΕΐΐοηδ ίο ί6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε’δ δΐιεδ. 

ΙΓί6ε εχεοιιίΐοη οΓ ί6ε \ΥοΗίδ ΐδ Μηάετεά 6γ εχΐδίΐη§ ρΐρεδ ογ πείννοΛδ οΓ 
ρΐρεδ οΓ Ρ.υ.Ο., ί6ε δετνΐοε Εδδΐηηεδ Ι6ε ο61ΐ§Εϊΐοη ίο Εδδΐδί ΐ6ε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪτε ΐιηιηεάΐΕίεΙγ, ΐη ί6ε ΐδδΐιε οΓ ί6ε ηεοεδδΕτγ ρεπηΐΐδ Γογ ί6ε 
ΓεΙοοΕήοη οΓ ί6ε Ε6ονε ρΐρεδ ογ ηεηνοτίίδ ΐη ΕοοοτάΕηοε ννΐι6 ί6ε ρτονΐδΐοηδ 
οΓΕτηοίε 18.4.3. 6ετεΐη. 

Τ6ε Οτεε1( δίΕίε δ6α11 ΐιηιηεάΐΕίεΙγ *55ΐδ1 ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε ΐη τεΐΕίΐοη ίο 
ί6ε ρτοοεάυτεδ ηεεάεά Γογ εΙεοίτΐοΕί ρολνετ δηρρίγ, ΐεΙεοοπιιηιιηΐοΕϊΐοη 
δεηήοεδ Εηά \νΕίετ δηρρίγ τεςαΐτεά Γογ ί6ε Μείτο ΐηδίΕΐΐΕίΐοηδ Εηά 16ε δΐίεδ 
οΓ ί6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε, Εδ \νε11 Εδ Γογ ί6ε οοηηεοίΐοη ίο 16ε δε\νετΕ§ε 
ηεηνοτίί Εηά §εηεΓ3ΐ1γ Γογ Ρ.υ.Ο. δετνΐοεδ, ρτονίάεά ι6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 
δο6ιτιιίδ δΐιο6 ε τε^ιιεδί ίο ί6ε οοπιρείεηΐ Ρ.υ.Ο. επ(1 ηοΐίίίεδ ΐίδ τεφίεδί ίο 
16 ε δετνΐοε Εηά ρτονίάεά ϊ6ει δηο6 τεςαεδί οΓ ί6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δ6Εΐ1 6ε 
ΕοοοπφΕηΐεά ννΐΐΗ 16ε _)ηδΐΐίίθΕίϊοη άοοαιηεηΐδ ρτονίάεά Γογ 6γ ί6ε ουιτεηί 
ρτονΐδΐοηδ. 

Ιη ί6ε ΟΕδε οΓ δετνΐοε λνοΛδ, ί6ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε δΐιαίΐ Εδδΐδί ΐ6ε Ρ.υ.Ο., οο- 
οτάΐηΕίε ΐίδ οί6ετ \νοτΙίδ \νΐί6 ί6ειη, Εηά ρΕγ άιε εχρεηδεδ άεΓιηεά 6γ ί6ε 
οοιηρείεηΐ Ρ,υ.Ο ρτονΐάεά ί6ε ΕρρτονΕί Εηά δρεοΪΕΐ ΐηδίηιοίΐοηδ οΓ ί6ε 
δετνΐοε 6Ενε ρτεοεάεά. 


19.6 
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Τ5ε τεΐενοηί οοδί οί ίήεδο δετνίοε ν/οτίίδ \ν5ίο5 δήοΐΐ 6ε άείεπηίηείΐ οη ιήε 
Ιιαδΐδ οί Ιήε οίϊϊοίοΐ ήοουπιεηίδ ρτεδεηίεά 5γ ίήε Ρ.υ.Ο. \νήίο5 εχεοιιίεή ιήε 
ννοτίίδ, δήοΐΐ 5ε 5οτηε 5γ Ιήε Οοηοεδδίοηοίτε, ρτονίάεά ίήεδε \νοήίδ οοηοετη 
Μοϊη ν/οΓίίδ ΐη αοοοτάοηοε ννίήι ροτο§τορ5 19.1 Ηετείη, ίη \νήίο5 οοδε, ίήείτ 
εοδί ίδ ίηοίικίείΐ ΐη ίήε Ιιιτηρ δίπτι ρήοε οί ήιε Μοίη ν/οτίίδ. Τ5ε οοδί οί ήιε 
δετνίοε λνοτίίδ δΐιοΐΐ 5ε ίιηοηοεή ιη οοοοτήοηοε \νίήι ήιε ρτονίδίοηδ Ηετείη 
ρτονίήεή δΐιοΗ \νοτΗδ εοηεεπι Ροτοΐΐεΐ \νοτ1ί5. 


20. νΑΚΙΑΤΙΟΝδ 

20.1 ϋιιηη§ ήιε Οοηοεδδίοη Ρετίοή οηή \νίίΗοιιΙ ρτε)ΐκϋοε ίο ίΗε ρΓονίδίοηδ οί 
οτίίοίε 20 ΗεΓείη, ίΗε Οτεείί δίοίε πιογ οί οηγ ίίιηε, εοιίδε νοτίοήοηδ 
ρτονίήεή ίΗεδε νοτίοήοηδ οτε ίο ίΗε ορίηίοη οί ήιε Οτεείί δίοίε ηεοεδδοιγ 
ίοτ ήιε Ρτο)εοί οηή ίΗε Οοηοεδδίοηοίτε ίδ ηοήίιεή ίη \ντίήη§ 5γ ίΗε δετνίοε, 
οοοοτήίη§ ίο ίΗε ρτονίδίοηδ οί οτίιείεδ 20.8 οηή 20.9. 

20.2 ν/ίίΗοϋί ρτε,ΐυήίοε ίο οτίιείεδ 20.4, 20.6, 20.9 οηή 20.10, ίΗε Οοηοεδδίοηοίτε 
δΗοΙΙ ρετίοπη ννίήι ήηε ήί1ί§εηοε οηή οοπιρίείε ννιήιιη τεοδοηοΗΙε ίίπιε οΐΐ 
ΐΗε ννοτίίδ ν/ΗίοΗ οτε ηεοεδδοτγ 5γ οηγ δΐιοΗ νοτίοίίοη. ΤΗε Οοηοεδδίοηοίτε 
δΗοΙΙ ηοϊ 5ε ο51ί§εή ίο εχεοαΐε ί5ε ν/οτίίδ οί ο Υοποίίοη, ιτηίίΐ ί5ε οπιοηηΐ οί 
15ε ΟοηΐτίΗιιήοη οτ/οηή ί5ε ήοΠείδ δΐι5δί(1γ οί οτίίείε 15 ί5οί πηΐδί 5ε 
οήϊιΐδίεή ίη οοοοτήοηοε ννίίΗ οτίίοίε 20.6, οτε ήείιηεή. 

20.3 Αδ δοοη 05 ροδδί51ε οηή ίη οηγ εοδε ννίήιίη ηνεηΐγ είεΗί (28) ήονδ &οηι ΐ5ε 
τεοείρί οί ί5ε ηοήίιοοήοη οί οτίίοίε 20.1, ί5ε Οοηοεδδίοηοίτε δΗοΙΙ ηοήίγ ίΗε 
Οτεείί δίοίε, \ν5εΐ5ετ οοοοτήίη§ ίο ί5ε Οοηοεδδίοηοιτε’δ ορίηίοη : 

20.3.1 Τ5ε νοτίοίίοη τεςιήτεδ οη ίηοτεοδε ογ ήεοτεοδε οί ί5ε ρογιηεηΐδ οί ίΗε 
Οοηίτί5ιιίίοη οτ ί5ε ήοΗεί’δ δΐιΗδίήγ οί οτίίοίε 15 (ίη ννΗίοΗ οοδε ί5ε 
ΟοηίτίΗιιήοη οτ ί5ε ήοΗεί δΐι5δίί1γ δΗοΙΙ 5ε εδοοίοίεή αοοοτήίη§ ίο οτίίοίε 
20.6), οτ οη εχΐεηδίοη οί ήεοήΐίηεδ ρτονίήεή Ηετείη, οηή δΗοΙΙ ρτοοεεή ίο ί5ε 
ενοΐυοήοη οί ί5ε τεΐενοηί οητοαηΐ οτ ήπιε, οτ, 

20.3.2 Τ5ε νοτίοίίοη 5οδ οίΗετ οοηδεςιιεηοεδ οηή ίη ροτήοιήοτ ίί πιογ ίιηροήε ί5ε 
Οοηοεδδίοηοίτε ίτοπι ρετίοτπήηβ ίη ίτιΐΐ οτ ίη ροτί ιίδ οοηίτοοίηοΐ ο51ί§οήοηδ 
οτίδίη§ Ηετεοί, ίη ννΗίοΗ οοδε ίί ννίΐΐ ήιπήδΗ ί5ε Οτεείί δίοίε \νίι5 οΐΐ ήοίο 
αροη ννΗίοΗ ίί 5οδεδ ίίδ ορίηίοη. 

20.4 Αίϊετ ί5ε Οτεείί δίοίε τεοείνεδ ί5ε νίε\νδ οί ί5ε Οοηοεδδίοηοίτε οοοοτήίη§ ίο 
ί5ε ο5ονε, ίί δΗοΙΙ οδοετίοίη οτ ηιοήίίγ ννίΐΗίη τεοδοηο51ε ήπιε, ί5ε 
ηοήίιοοήοη ρτονίήεή ίοτ 5γ οτήοίε 20.1. υηήΐ ίΗε Οτεείί δίοίε οδοετίοίηδ οτ 
ιηοίϋίιεδ ίίδ ο5ονε ηοήίιοοήοη, δη5)εοί ηοήίιοοήοη δ5ο11 5ε οοηδίήετεή οδ 
ηοί Ηονίη§ 5εεη Ηοηήεή ονετ. 
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20.5 

20.6 


20.6.1 

20.6.2 

20.6.3 

20.6.4 

20.6.5 


ΤΗε Οοηεεδδϊοηαίτε πιαγ δυ§§εδί νατΐαύοηδ Ιο ϋιε ΟτεεΗ δίαίε, ίοτ ύιε 
εχεειιύοη οί ννΗϊεΗ ύιε ννηίίεη εοηδεηΐ οί ύιε ΟτεεΗ δίαίε ϊδ Γεςαϊτεύ. 
\νΐΐΗοηί δΐύ^εεί εοηδεηΐ, ύιε Οοηεεδδΐοηαϊτε πιαγ ηοί πιαίεπαΐϊδε αηγ οί ύιε 
νατΐαύοηδ ϊι 5υβ§ε$ί5. Ιί ΐδ εΐαπύεύ ύιαί ύιε αρρτοναΐ οί δΐιεΗ ναπαύοη ύοεδ 
ηοί ΐιηρίγ ύιε αηύεΠα]αη§ οί ύιε εοδί οί δαεΗ ναπαύοη 5γ ύιε δίαίε. 

^ΐίΚοϋί ρΓε]ιιύΐοε ίο ατύεΐεδ 20.7. αηύ 20.8., ναπαύοηδ τεςιιεδΐεύ ίογ ύιε 
δϋηίε αηύ ν/Κϊείι οεειιτ ύατϊη§ ύιε Οοηδΐηιεύοη Ρεπού αηύ αίίεεί ύιε 
Εδεαίαίεύ Τοίαΐ ΡτοΙοοί Οοδί οη ύιε ύαγ ύιε Οτεείί δίαίε ηοίΐίϊεδ ύιε 
Οοηεεδδϊοηαίτε ϊη αεεοτύαηεε ννϊύι ατύείε 20.1., δΗαΙΙ εαιίδε αη ΐηετεαδε ογ 
άεετεαδε οη ύιε ραγτηεηίδ οί ύιε ΟοηίτϊΗιιύοη ννΗϊεΗ ϊ$ ραϊύ 5γ ύιε ΟτεεΗ 
δίαίε ίο ίΐιε Οοηεεδδϊοηαίτε ίη αεεοτύαηεε ννϊύι ύιε ίεπηδ ΗεΓεϊη. νατΐαύοηδ 
τεφίεδίεύ 5γ ύιε δίαίε αηύ ννΗϊεΗ οεειιτ ύητϊη§ ύιε Οοηδΐηιεύοη Ρειΐοά ογ 
ύιε Ορεταίϊοη Ρεπού αηύ αίίεεί ίΐιε ορεταίίοη ογ πιαϊηίεηαηοε εοδί οί ύιε 
Μείτο, δΗαΙΙ εαιίδε αη ΐπετεαδε ογ ύεετεαδε οί ύιε ραγπιεηϊδ οί ύιε ύεΗεΐδ 
δπΗδϊύγ ραϊύ 5γ ίΐιε ΟτεεΗ δίαίε ίο ίΐιε Οοηεεδδϊοηαίτε ΐη αεεοτύαηεε ννϊύι 
ατΐίείε 15. Ιη ίΐιε εαδε οί ύιε αΗονε νατΐαίΐοηδ ννΗϊεΗ δΗαΙΙ οεειιτ ύηπη§ ύιε 
Οοηδίηιείίοη Ρεπού α£ίεεύη§ ύιε Εδεαίαίεύ Τοίαΐ Ρπ^εεί Οοδί, ίΐιε απιοιιηΐ 
νύύεΠ δΐιαίΐ 5ε αύύεύ ογ δΐιΗίταείεύ &οπι ίΐιε ραγπιεηϊδ οί ύιε ΟοηίτϊΗαύοη. 
δΗαΙΙ εοπεδροηύ ίο ίΐιε εοδί οί ύιε ^οτΗδ ννΗϊεΗ πιιΐδΐ 5ε εχεειιΐεύ ΐη οτύετ 
ίο ΐιηρίεηιεηΐ ί5ε ναπαίϊοη, ογ Ιο ύιε εοδί οί ύιε \νοΓΐςδ ννΗϊεΗ ηεεύ ηοί ίο 
5ε εχεεαίεύ αδ α Γεδίύί οί ύιε ναπαίϊοη διύ^εεί εοδί δ5α11 5ε εαΐεαίαίεύ 5ν 
ύιε Οοηεεδδϊοηαίτε ρΓοροτίϊοηαΙΙγ ίο ύιε εχίεηί οί ύιε νατϊαύοη, ννϊύι ύιε 
ίο11οννϊη§ αΐίεπιαίϊνε πιεύιούδ: 

ΤΗε Ραταΐΐεΐ \νοτΗδ Ρήεε Εϊδί, ννΗετενετ ύιε \νοτΗδ ατε δατηε ογ δϊτηϊΐατ ίο 
ύιε ννοτΗδ οί ύιε ναπαίϊοη, ογ 

ΤΙιε ρτϊεεδ’ αηαίγδϊδ οί ύιε Μ.Ε.Ρ.Ρ.Ρ.\ν., ννΗετενεΓ ύιε ννοτΗδ οί ύιε 
ναπαύοη ατε ηοί ύιε δαπιε ογ δΐππίατ ίο ύιε Ραταΐΐεΐ \νοτ!ίδ, αρρ1γϊη§ αΐδο 
ύιε ύϊδοοαηί οί ατύοίε 6.3.4., ογ 

ΤΗε τεαΐ εοδί οί ύιε ννοτΗδ οί ύιε ναπαύοη, ογ 

ΤΗε Ιηιηρ δΐιπι ρτΐοε ννΗϊεΗ πιαγ 5ε α§τεεύ Ηείννεεη ύιε Ρατύεδ, ογ 

ΤΗε αηαίγδϊδ ΑϊΒΗ οί ύιε Τιιτηρ δυιη Ρτϊεε ίοτ δαπιε ογ δϊπύΐατ ννοτΗδ αηύ 
εοΓτεδροηύϊη§ Γεύυεύοη ογ ΐηετεαδε οί ύιε ΑϊΒΗ δΐιπίδ \νΗϊεΗ ατε αίίεείεύ 5γ 
ύιε ναπαύοη. 

Ιη εαδε ύιε εοδί οί ύιε ναπαύοη ϊδ εαΐεαίαίεύ οη ύιε Ηαδϊδ οί ρατα§ταρΗδ 
20.6.1, 20.6.2 αηύ 20.6.3, δΐιεΗ εοδί δΗαΙΙ 5ε ϊηετεαδεύ ννϊύι ύιε ροδδϊ51ε οοδί 
οί ύιε ύεδϊ§ηδ ύιαί δΗαΙΙ 5ε ε1α5οταΐεύ 5γ ύιε Οοηεεδδϊοηαίτε ογ οη ΐίδ 
5εΗα1ί, αδ \νε11 αδ ννϊύι ονετΗεαύ εχρεηδεδ αηύ εοηίταείοΓ’δ ρτοΓιί αί ύιε ταίε 
οί 18%. Ιη ύιε εαδεδ οί ρατ. 20.6.4 αηύ 20.6.5, ύιε εοδί οί ύιε ύεδΐ§ηδ αηύ 
§εηετα1 εχρεηδεδ αηύ εοηίταείοΓ’δ ρτοΓιί ατε ΐηεΐιιύεύ ΐη ύιε ριϊεεδ. Ιη αΐΐ 
α5ονε εαδεδ, ύιε Οοηεεδδϊοηαίτε δΗαΙΙ 5ε εοπιρεηδαϊεύ ίοτ αηγ Ρο^ΐύνε 
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ϋ&ιτΐ3§65 ίί πιί§1ιί δΐιβίαΐη Εδ 3 τεδίιΐί οί δυε5 νΕΠΕίίοη αηά $1 ιε 11 5ε "ΤΕηίεύ 
3η εχίεηδίοη οί άεΕάϋηεδ, Εεεοπϋη§ ίο ί5ε Ετίΐείε 7.3 Πετείη. 

Ιη τεδρεεί ίο 3 νΕΠΕίίοη \ν5ίε5 ϊδ τεςιιεδίεά 5γ ί5ε δΐΕίε εικ! δΚ&ΙΙ οεεατ 
ρποΓ ίο ΐ5ε εηά οί ί5ε Οοηεεδδίοη Ρεποά Είίεείίη^ ί5ε ορετΕίίοη ογ 
πίΕίηΐεηΕηεε εοδί οί 15ε Μείτο, ίΐιε ΕΐηοιιηΙ \ν5ίε5 ε5ε 11 5ε αάάεά ογ 
άεάιιείεά &οπι ι5ε δίΛδίάγ οί ί5ε ίίεΐιεί, δΐι^ΐΐ 5ε δαε5 δο Εδ ίο εηα&ΐε ί5ε 
ΟοηεεδδίοηΕΪΓε ίο πίΕΪηΐαίη ογ τεδίοτε ί5ε ίϊηΕηεΐΕΐ δίΕίυδ 5ε δ5οα1ά Ηενε 
εηίονεά δ5οα1<3 δΐιοΐι νΕΠΕίίοη ηοί ΙΐΕνε οεειητεά. 5ηε5 Εΐηοιιηΐ, ΐί ηοί 
άείίηεά 5γ Ε§τεεπιεηί οί ί5ε ρΕΤίΐεδ, δ5η11 5ε άείεπηπιεά ννίι5 ί5ε ρΓοεεάατε 
οί ΕΓϋεΙεδ 38 Εηά 39. Ιη οτάετ ίο άείεπηϊηε ί5ε ίϊηΕηείΕΐ δίΕίιΐδ οί ί5ε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε, ε 11 Εΐηοιιηίδ ρΕίά ίο 15ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε 5γ ί5ε Οτεείί δίΕϊε 
Εοεοπϋηβ ίο ί5ε ρΓεδεηί ΟοηίτΕεί 55 ε 11 5ε ίΕΐίεη ίηίο εοηδίάεταΐίοη. 

20.7 Ιη ί5ε ΟΕδε οί νΕΠΕίΐοηδ οί Ετίΐείε 28.1, ί5ε ρτοεεάιιτε οί Ετΐίοίε 20 δΐιαίΐ 5ε 
Ερρ1ϊθΕ51ε. 

20.8 Ουτΐη§ ί5ε Οοηδίτυείίοη Ρεηοά, ί5ε Οτεείι δίΕίε πίΕγ ΟΕυδε νΕΠΕίΐοηδ 
Γε§ΕΓ{ϋη§ 15ε Μεϊπ \νοτ5δ ν/5ίε5 Είίεεί ί5ε ΤοϊεΙ Ρπ^εεί Οοδί Εδ ί5ΐδ ίδ 
άείϊηεά ΐη ρΓονίδΐοη 6.2, εδεηίΕίεά ιΐδίη§ ί5ε ΐΕδί Ιαιοννη εδΟΕίΕίϊοη 
εοείίιείεηΐ Εί 15εϊ ίήηε. 5αε5 νΕΠΕίΐοηδ Ετε ρεπηίδδϊ51ε, οηΐγ ίο ί5ε εχίεηί 
ί5Εΐ ί5ε ίοίΕΐ Επιοιιηΐ ιν5ίε5 δ5Εΐ1 5ε Εάάεά ογ άεάυείεά ίτοιη ί5ε ρΕγιηεηΐδ 
οί ί5ε Οοηίπ5αίίοη οί ί5ε Οτεείι 5ίΕίε ίο ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, ίη τεδρεεί ίο 
ώεδε νΕΠΕίΐοηδ, άοεδ ηοί εχοεεά εί§5ΐ ρετ εεηί (8%) οί ί5ε ΤογεΙ Ρπ^εεΐ 
Οοδί Εδ άεβηεά ϊη ρτονΐδΐοη 6.2, εδεΕίΕίεά ιΐδίη§ ί5ε 1ε51 5ηο\νη εδεΕίΕϋοη 
εοείίιεΐεηΐ. νΕΠΕίΐοηδ 5εγοηά ί5ε Ε5ονε Ιΐπιΐί ( 8 %), ιηΕγ οεειιτ οηΐγ εΛογ 
ί5ε νντίίίεη Ε^τεεπιεηί οί ί5ε ρΕΤίΐεδ Εηά ί5ε εοηδεηί οί ί5ε ΒεπΙι Α§εηί. 

20.9 Ιί ί5ε Οτεείε δίΕίε άίδΕ"τεεδ ν/ίι5 ΐ5ε εδΐίπίΕΐίοη οί ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε §ίνεη 
Εεεοπϋη§ ίο Ετίΐείε 20.6 ίη τεΐΕΐίοη ίο ί5ε εοδί Εηά εοηδεςιιεηεεδ οί ί5ε 
\ ; ΕΠΕίίοη, ί5ε ίϋδρυΐε χΙιεΙΙ 5ε τεδοίνεά ίο11ο\νΐη§ ί5ε ρτοεεάυτε οί Ετίΐεΐεδ 
38 Εηά 39. ν/ίί5οαί ρτε,ϊικϋεε ίο ΕΠίεΙε 20.10, ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε δΙίΕΐΙ 5ε 
ο51ίεε(1 ίο εχεεηίε 15ε νΕΠΕΠοη Είίετ ι5ε ίδδυε οί Ι5ε άεείδίοη οί ί5ε ρΕηεΙ 
οί ΕΠίεΙε 38, ρτονϊάεά ί5ε δΐΕίε ίηδίδίδ ηροη ί5ε εχεειιίίοη οί δηε5 νΕΠΕΡοη 
Εηά ηοήίϊεδ ίίδ άεείδίοη ίοτ ί5ε εχεειιίίοη οί ί5ε δΕΪά νΕτΪΕίίοη ίη 
ΕοεοτάΕηεε ν/ίί5 ί5ε ίεπηδ οί ί5ε (Ιεείδίοη. Ιη ί5ε εΕδε οί ί5ίδ ρΕΓΕ§ΓΕρ5 Εηά 
ρΕΓΕ§ΓΕρ5 20.10 Ηετείη, ίί Εοεοπϋη§ ίο ί5ε άεείδίοη οί είί5ετ ΕΠίεΙε 38 ογ 
39, ίί ίδ ηιίεά (5 εϊ ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε δ5οαΜ 5ανε 5εεη ρΕίά ογ ΗΕδ 5εεη 
ρ&ιά ίοτ ί5ε \νοτ5δ οί ί5ε νΕΠΕϋοη επ Εΐηοιιηί βτεΕίετ ογ δηταΐΐετ Λερ ί5ε 
οηε Ίν5ίε5 ννΕδ ΕείηΕΐΙγ άιιε, ί5ε άίβ’εΓεηεε δ5Εΐ1 5ε ρΕΪά ίο ί5ε 
ΟοηεεδδίοηΕΪτε ογ Γείυτηεά 5γ ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪΓε ίο ί5ε δΐΕίε, ρΐιΐδ ίηίετεδΐ 
ίη ΕεεοΓάΕηεε ινίι5 Ετίΐείε 18.2.1.1., ίτοηι ί5ε άΕγ ΐ5ε ΕπιοηηΙ δ5οιι1ά 5Ενε 
5εεη ρΕΪά οτ 5Εδ 5εεη ρΕίά ίο ί5ε ΟοηεεδδίοηΕίτε ιαρ ίο ί5ε ΕείυΕί άΕγ οί 
ρΕγπιεηΐ ίο ί5ε ΟοηεεδδίοηΕΪτε ογ ρΕγπιεηΐ 5 εο 1< ίο ί5ε δΐΕίε., 

20.10 Ιη εΕδε ί5ε δΕίείγ οί ί5ε Ρ^εεζ οί ί5ε αδετδ ογ οί ί5ε ΟοηεεδδίοηΕίτε’δ 
ρετδοηηεΐ ίδ εηάΕη§εΓεά, ί5ε δετνϊεε πίΕγ ίηδίτυεί ίη \νπήη§ ί5ε 
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ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, Ιο εχεουίε 3 νβηαηοη, 6είθΓε ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε δεηήδ ώε 
ηοήίιοΕήοη οί ΕΠΐοΙε 20.3 ογ 6είθΓε ώε άεΐεπηΐηΕήοη οί ώε δοπι ννΗιοΗ 
δΐιουΐίΐ 6ε Εήήεά ογ ήεήαοΐεή ίη ΕοεοπίΕηοε ννΐώ αηϊοίε 20.6. &ογπ ώε 
ρΕγτηεηίδ οί ώε Οοηίτΐήαήοη ογ ώε ήο^εί’δ δηήδΐήγ. Ιη δαο6 οΕδε, ώε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε γ.πεΙΙ εχεουίε ώε νΕΠΕήοη Εηή 5 Ι 13 ΙΙ Ιςεερ (Ιεϊε ίοΓ ώε 'εοδί, 
ώε Ροδΐήνε ΟαπίΕαεδ αη<3 ήεώγδ Ετΐδΐη§ ουί οί ογ ΐη οοηηεοήοη ννΐώ 5ΐκώ 
νβπαήοη. ΤΙιε δετνΐοε πίΕγ ΐηδρεοί ώεδε ώιίΕ, αΐ ΓεΕδοηΕήΙε ήπιε ΐηϊοΓνΕΐδ. 
Αδ ίοΓ ώε τεδί, ώε ρΓονΐδίοηδ οί ΕΠΐοΙε 20.9. δΐιαίΐ 3 ΐδο 6ε ΕρρΙΐεή ιηυίΕήδ 
πιιιίΕηώδ. 


21. ΙΝϋΕΜΝΙΤΙΕδ 

21.1 Ουπη§ ώε Οοηοεδδΐοη Ρεποά, Εηή ννΐώουί ρΓ^νΐί1ϊθ€ ίο ώε οώεΓ ρΓονΐδίοηδ 
οί ρΓεεεηΐ ΕΠΐοΙε, ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε δήαΐΐ 6ε 1 ϊε61ο ίοΓ άεηώ ογ 6οάν 
ίη]ιιτΐεδ, Ιοδδ ογ ήΕπίΕβε ίο ρΓορεπΐεδ (ΐηοΙαώη§ άΕπΐΕ§ε ίο ρΓορεπΐεδ 
οννηεά 6ν ώε ΟΓεεΙ: δίΕίε ογ ρΓορεπΐεδ ίοΓ \ν6ΐο6 ώε ΟΓεε^ δίΕίε ίδ 
τεδροηδώΐε), νώΐοή Ετε ΕίΐηήιιΠώΙε ίο Εοίδ ογ οπιΐδδίοηδ οί ώε επιρίογεεδ ογ 
ΓερΓεδεηίΕΠνεδ οί ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, ώε ΟοηδίηκίοΓ ογ ώε ΑώηΐηΐδίτΕΐοΓ 
λνίώϊη ώε ίτΕΐηελνοΓίί οί ώε ρΓεδεηΐ ΟοηίτΕΟί, ογ \ν6ΐο6 ϊ$ ήαε ίο ε 6γοεο6 
6γ ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε οί Εηγ οί ίίδ οήϋβΕήοηδ αηήβΓ ώΐδ ΟοηίΤΕοί. Τ6ε 
δίΕίε, ίίδ ΓερΓεδεηίΕΠνεδ, Εηή ίίδ οοηήΕοΐοΓδ Ετε <ϋδο6ΕΓ§εά οί Εηγ ΙΪΕ6ι1ίιγ 
ίο οοπιρεηδΕίε ίοΓ ώε Ε6ονε Εοίδ ογ οπήδδίοηδ. 

21.2 ΡΓονίήεή ώε ΕρρΓονεή εηνΪΓοηιηεηίΕΐ ίεπηδ, ώε ρΓονΐδίοηδ οί ώΐδ ΟοηίΤΕοί 
ζηά ώε ΐΕ\ν$ Ετε πιει, ώε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, ώε ΟοηδίηιοίοΓ, ώε 
ΑώηΐηΐδίτΕΐοΓ, Εηά ώεΐΓ ρεΓδοηηεΙ βΙιεΙΙ ηοί 6ε 1ΐα61ε ίοννΕτήδ Εηγ ρήγδΐοΕί 
ογ 1ε§Εΐ εηήίν ίοΓ Εηγ οΐ&ΐπι, Εοήοη ογ ρίθοεεώη§ 6γ δΐιοή ΡεΓδοη 3Πδΐη§ 
οηί οί ογ ΐη οοηηεοήοη ννΐώ : 

α. Εηγ ηηΐδΕηοε, ηοΐδε, νΐήΓΕήοη, ροΐΐαήοη ΟΓ/Εηά ΙΐπήΐΕήοη οί Εοήνΐήεδ, 
λνήΐοή δήΕΐΙ 6ε ΟΕαδεή 6γ ώε άυε οοηδήηοίΐοη Εηή ορεΓΕίΐοη οί ώε 
Μείτο, ογ Εηγ Εοήνΐίγ οοηηεοίεςΐ ίο ίίδ οοηδΐηιοήοη ογ ορεΓΕήοη. 

6. ώε αδε ογ οοοιιρΕήοη οί ώε 5ΐίε ογ Εην ρΕτί ώεΓεοί. 

ο. ώε ιηεΓε εχΐδίεηοε οί ίΗε Μεΐτο οί ΤίιεδδΕΐοηΐ1(ΐ ογ οί ώε Οοηδΐηιοήοη 

ν/0Γΐ<5 ΟΓ Εηγ ρΕΠ ώεΓεοί ΟΓ ίίδ ποππεΙ ορεΓΕίΐοη Εηή πίΕΐηίεηΕηοε ; 

ή. ώε δίΕΐε’δ π§6ί ίο εχεουίε ώε Ρίο]εοι ογ Εηγ ρΕΠ ώεΓεοί; ογ 

β. Εην εοΙ ογ οπήδδΐοη οί ώε Ιηήερεηήεηί Εη§ΐηεεΓ, ώε δίΕίε, ώείτ 
επιρίογεεδ, Εκεηίδ ογ οοπδΐιΙίΕηίδ ογ οώεΓ εοηίτΕΟίΟΓδ ννΗο Ετε ηοί 
ειηρίογεή 6ν ί6ε ΟοηοεδδΐοπΕίΓε. ίΐιε ΟοηδίτυοΐοΓ ογ ώε ΑώηΐηΐδίΓΕίοΓ 
ογ ώοδε Ηηνΐηε εηίεΓοά ΐηίο οοηΐτααδ ννΐώ ώειη ΐηοίικϋη", ν/ΐώουί 
Ιιπιιιαποπ. Εηγ 6Γεαο6 6ν ώε 5ιηιε οί αηγ οί ίίδ ο6ΙΪ2Είΐοηδ ιιηήεΓ ώΐδ 
ΟοηίΓΕΟί. 
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ΤΗε (ΖοηεεδδίοηαίΓε βΗαΙΙ ηοί Ηε Ηείά Ιί&ΒΙε Γογ ροδϊίινε ογ εοηδεςηεηΐίΕΐ 
ά 3 πΐ 3 §εδ ογ Ιοδδ οί ρΓοίιί επαδεά ίο ΐΗίΓίΙ ρατϋϊεδ Γτοτη ίΗε πΗονε εααδεδ 
εχοερί ΐΓ άαε ίο ϊίδ ΓηιιΙι, ίΗε Γαηΐί οί ίΗε ΟοηδίτυοίΟΓ ογ ίΗε ΑάππηίδΐταίΟΓ ογ 
Λοδε Ηανίη§ εηίεΓεά ίηίο 3 εοηϋτ30ίδ \νίιΗ Λέπι. ΤΗε 5ί3ίε δΗαΙΙ ϊηάεπιηίίγ 
ίΗε ΟοηεεδδίοηπΪΓε, ίΗε ΟοηδίηιείΟΓ, ίΗε ΑώηίηίδίΓΕίοΓ, ίΗε ΤεηάεΓδ, 3ηι1 
ΐΗείτ ρεΓδοηηεΙ Γτοπι 3 ηά 3 § 3 ίηδί εΙΙ εοηδεςυεηεεδ οί αηγ Ηιηά απδΐη§ οηί οΓ 
ογ Λ εοηηεείϊοη \νϊιΗ δυεΗ οΐ&ϊπΐδ, Εοίΐοηδ ογ ρΓοεεε<ϋη§δ, ίο ίΗε εχίεηί 
ίΗεδε 3 τε ηοί εονεΓεε! Ηγ ίΗε ίηδίιτηηεε ροΐίοίεδ οί ίΗε Ρπ^εοί. 


22. ΙΝδυΚΑΝΟΕ 

22.1 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕίτε δΙΐ3ΐ1 ϊηδυτε ίο ίΗε δοοί&Ι δεευηίγ Ιηδίΐίιιίίοη 3ηά ίο 
οΛεΓ Γύηάδ οί πι&Λ ογ δεοοηάατγ ίηδατΕηεε, 3.11 ρεΓδοηηεΙ εη§3§ε<1 Ηγ ίΗε 
δατηε, ίΗε (ΖοηδίηιείΟΓ ογ ΐΗείΓ δΐιΗεοηίΓΕΟΐοΓδ ίη ίΗε Μείτο. Ιη 03δε ίΗΐδ 
ρεΓδοηηεΙ ϊδ ηοί δα^εεί ίο ίΗε ϊηδίίΓΕηεε ρΓονίδίοηδ οί ίΗε δοεΐαΐ δεευηιγ 
Ιηδίΐίιιίίοη, ογ οΓ οίΙιεΓ ΓιιικΙδ οί Γηαίη Πίδΐιττηοε, ογ οίΗεί ίηδΐΐΓ3ηεε Γιιηιΐδ. 
ιΗε Οοηοεδδίοη&ίΓε $Η&11 εηίεΓ (ογ 03ΐΐδε ίΗε ιηίεΓεδίεϋ ΡεΓδοηδ ίο εηίεΓ) ίηιο 
3 η ειηρΙογεΓ’δ 1Ϊ3ΐοϊ1ϊί\' ίηδίιτίΐηεε εοηίτΗοί, ν,’ΐίΗ ίηδΐιτ3ηεε εοηιρΕηίεδ 1ε23ΐ1γ 
τεοο^ηΐδεά ΕοεοΓάίηε ίο ττίίείε 22.4. 

22.2 Οιιιϊηε εοηδΐηιείίοη 3 ηά ορεΓΕίίοη δί3§ε, ίΗε Οοηοεδδίοηαίτε δΗηΙΙ ίηδίιτε (ογ 
επιίδε ίΗε ΐπίετεδίειΐ ρεΓδοηδ ίο ίηδίιτε) αΐΐ εετδ εηά πίΕεΗίηεΓγ ιΐδεά Γογ ίΗε 
ΡΓθ]εεί Ηεΐοη^ίηβ ίο ίΗε (ΖοηεεδδίοηαίΓε ογ ιΗϊγ( 1 ρ&Γίΐεδ, ίο 3 1ε§3ΐ1ν 
Γεεο§ηϊδε(1 ϊηδίΐΓπηεε εοπιροηγ, Εοεοπίιηΐ’ ίο ιΗε ΟΓεεΗ 1ε§ΐδ1αίίοη Γε§3Γ(ϋη§ 
εοπιριιΙδΟΓγ Λδίΐταηεε οΓ νείηείεδ. 

ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΗΪΓε ίδ ηοί εηίϊίΙεΗ ίο δεεΗ εοπιρεηδαίίοη Γγοπι ίΗε ΟίεεΗ 
5ί3ίε Γογ ροδδΐΗΙε άαπΐ 3 §ε ογ ίοίτΐ ογ ρ3ΓΠ3ΐ Ιοδδ ογ άεδίηιείΐοη οΓ ίίδ 
πιαοΗίηεΓγ Γογ αηγ τεεδοη ίηε1ικϋη§ εεδεδ οΓ ΓοΓεε π^ευτε. 

22.3 ΤΗε (Γοηοεδδΐοηαίτε δΗ^ΙΙ ίηδ.ιίΓε 311 ϊίδ πΐ3ΐεη3ΐ, 3ρρ3Γ3ίΐΐδ, πίΕοΗίηεΓγ 3ηά 
οίΗεΓ εςιιίριηεηΐ ηεεεδδΕτγ ίΐ)Γ ϋΗε ορεΓ3ίϊοη οΓ ίΗε Ρκ^εεί 3ί ίΗείτ Γιιΐΐ εοδί 
3 ηά 3 εΕΐηδί 311 πδΗ (ίΗεΓί, άππίΕβε, Γιτε. Ποοά ογ δ1ί(1ίη§ είε.) οη ίΗε Ηπδΐδ οΓ 
ίΗε ρΓονίδίοηδ οΓ Ετίίείε 22.12. ΤΗε ΐηδίπΕηεε δΗπΙΙ 3ΐδθ εονεΓ Λεϊτ 
ίΓ3ηδροΠ3ίίοη ίο ίΗε Μείτο δίϋεδ. 

22.4 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηαΪΓε δΗ&11 εηίεΓ 31 ϊίδ ο\νη εχρεηδεδ, ίηίο ίΗε Γο11ο\νίη§ 
ώδΐιτ3ηεε εοηίτΕείδ ννίΛ οηε ογ ηκηε 1ε§3ΐ1γ Γεεο^ηϊδείΐ ίηδίίΓΕηεε 
εοπιρ 3 ηΐε 5 Λ Οτεεεε ογ 3ΗΓ03ίί ν/ΗίεΗ εοοογοΙΛ^ ίο ίΗε ΟΓεεΙί 1ε§ίδΐ3ΐίοη 
οουΐά Λδητε δΪΓηίΐ3ΐ ρπ^εείδ. 

22.4.1 Α11 ΚίδΗ ΙηδητΕηεε όαπηε Λε ^οηεε55^οπ Ρεπο(1 


ΤΗε δεορε οΓ δΐιΗ^εεί ίηδίιταηεε λνίΐΐ Ηε : 
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22.4.1.1 ίο ίηδατε Εηγ ίθ55, άαιηΕΕ'ε, ογ άεδίταοΐίοη οί άιε εχεουΐεά Ρτο)εοΐ, ΐη ρΕΓΙ ογ 
ίη ννΗοΙε, \ν5ίο5 5Η&11 Βε άαε ογ οΕαδεά 5γ Εηγ οΕαδε ογ τεΕδοη (ενεη 5γ 
ίοτοε π^εατε, ΕοοίάεηίΕΐ ενεηίδ, ίΕίδε άεδί§η οτ/Εηά οοηδίταοΐΐοη, άείεοιίνε 
πίΕΐεπαΙ, άείεοιίνε ογ ίΕίδε \νοΓΐ< είε.,) ^νίΐ5 ι5ε εχοεριίοη οί ιϊδίίδ νν5ιο5 ατε 
ιίδυΕίΙγ εχοερίεά Εηά Ετε ηοι οονετεά 5γ 15ε αδαΕί “ε! 1 ιΐδίί” ίηδατΕηοε 
ροΐίοίεδ (1ί1<ε ιίδΚδ ίτοπι \υεγ, ΐηνΕδίοη, πιαίίηγ, τενοίαιΐοη, άίδηφίίοη οί 
οτάετ, ροΐΐαΐίοη ίτοιη ΓΕάΪΕΐίοη εΐο.), ίη εΕθ5 ΟΕδε δα5)εοΐ ίο ι5ε υδυΕ] 
ΐηΙεπίΕΐϊοηΕΐ ίηδατΕηοε ρτΕοΐίοε. Ιη δαο5 ε ΟΕδε, οονετΕ§ε δΙίΕΐΙ τείετ ίο 15ε 
ΙοΙεΙ νΕίηε οί ε 11 15ε Μειπ \νο^δ ίηο1αάΐη§ ι5εΙ οί νΕΠΕίίοηδ Γεί1εοΐϊη§ Εηγ 
ροδδί51ε άεοτεΕδε οί ιίιε ΤοΙεΙ Ρτο)εοΙ ΟοδΙ ίη ΕοοοτάΕηοε ννίι5 επϊοΙο 6. Τ5ε 
ΟοηοεδδίοηΕΪτε §1 ιε 11 Εδΐί ίΓοηι ιίιε ίηδηΓεΓδ ίο τεΕά)αδΙ 31 τε^αΐΕΓ ιϊηιε 
ιηίείΛΈΐδ, Ιίιε ίηδατεά ΟΕρίΐΕΐ, ίη ΕοοοπίΕηοε \νίι5 ιίιε τεαΐ νΕίυε οί ε! 1 ι5ε 
ν/οΓ^δ Εηά Ιίιε ίηδατετδ 5 Ηε 11 ννηίνε ΐΗεΪΓ η§5ι ίο δα5-ίηδατε. 

22.4.1.2 Ιο ίηδίιτε Εηγ Ιοδδ ογ άΕΐηΕ§ε ογ άεδίηιοΐίοη (ιηεοΗΕηίοΕ] ογ εΙεοίτίοΕί 
άΕτη3§εδ ΕΓε εχοΐαάεά) οί 15ε ρεπηΕηεηΐ ογ/επ(1 ΐειηροΓΕίγ δίΐε ίηδίΕΐΐΕΐίοηδ 
οί ΐ5ε ΟοηοεδδίοηΕίΓε, ίη \ν5ο1ε ογ ίη ρΕΠ, Εδ ννεΐΐ Εδ οί ιίιε ιηεοΙίΕηίοΕί 
εςαίριηοηΐ ννΗίοΗ 5 Ιιε 11 5ε αδεά ίοΓ 15ε Μεΐτο οοηδίταοΐίοη Εηά \ν5ίο5 55 ε 11 
5ε άαε ογ ΟΕαδεά 5ν ίοτοε πλέατε ογ/επ(1 ΕοοίάεηίΕΐ ενεηίδ, οη ι5ε 5Εδίδ οί 
ΐ5ε ρΓονίδίοηδ οί 22.12. 

22.4.1.3 ίο ίηδίιτε πίΕίειΪΕΐδ οί Εηγ ηαΐατε άεΐίνετειΐ οη δίΐε Ιο 5ε ίηοοτροΓΕίεά ίη 15ε 
Μεΐτο. 

22.4.2 Τ5ε νηΐηε οί ΐ5ε ν/οτίίδ ίη ΐ5ε ίηδατΕηοε ροΐίοίεδ δΗηΙΙ 5ε εχρτεδδεά ίη 
άΓΕεΙυηΕ Εηά ΕΟϋ, ίη ΕοοοτάΕηοε ννίιΐι ΕΠίοΙε 6.2.1. Πετεΐη. 

22.4.3 Τ5ε ΟοηοεδδίοηΕΪιε εΚεΙΙ δΐι5ηιίΐ ίοΓ αρρίονΕί Ιο Ιίιε δετνΐοε, Ιίιε ε11 πδ1< 
ίηδατΕηοε ροΐίογ οί ΕΠίοΙε 22.4.1. Ηετείη, \νίΐ5ΐη Ιίιίηγ (30) άΕγδ &οηι 15ε 
Είίεοιίνε ϋΕίε ίοΓ ι5ε (Γοηδίταοΐίοη Ρεποά, Εηά Ι5ίηγ (30) άηγδ 5είθΓε 15ε 
ίδδυε οί ι5ε Μεΐτο’δ ορεΓΕίΐοη ρεπηίΐ ίοΓ ι5ε ΟρεΓΕίΐοη Ρεπού. 

22.4.4 Τάίτά ΡΕΠν 1ΪΕ5ί1ΐΐν ίηδατΕηοε 

Τ5ε δοορε οί δα5]εοΙ ίηδαΓΕηοε εΗεΙΙ 5ε ίο οονετ ΐ5ε ΕοηοεδδίοηΕΪΓε’δ 
ΙΪΕ5ί1ίΐγ Ε^ηίηδΐ ι5ϊγ<1 ρΕΠΐεδ ίοΓ άΕΠΐΕ§εδ ογ ίηϊαηεδ ίηοαιτεά ίο ρεΓδοηδ ογ 
ΐ5ίη§5 άατίη§ Εηά Εδ ε τεδαΐΐ οί ννοάΐδ ίη τεδρεοί οί 15ε οοηδίτηοΐίοη, 
πίΕΐηΙεηΕηοε, τεπιεάγ οί άΕπΐΕ§εδ, ορεΓΕίΐοη Εηά εχρΙοίΐΕΐίοη οί 15ε Μεΐτο 
\ν5ιο5 Ετε ΕΐΙτί5υΐΕ51ε ιο ι5ε ίηιιΐΐ οί 15ε ΕοηοεδδίοηΕΪτε’δ ρεΓδοηηεΙ άηήησ 
ρεΓίοπηΕηοε οί ίΐδ ο51ΐ§Εΐΐοηδ ιιηάεΓ 15ε οοηίΓΕοΐ. 

22.4.4.1 Τ5ε 1ΪΕ5ί1ίΐγ οί 15ε ίηδατεΓδ δΚαΙΙ εοπαηεηοε αροη 15ε Είίεοιίνε Οαίε οί 15ε 
ΟοπΙγεοι Εηά δ5Εϋ εηά \νίι5 άιε εηά οί ΐ5ε Οοηοεδδίοη Ρεποά. 

22.4.4.2 Τ5ε ΕοηοεδδίοηΕΪΓε δΗηΙΙ δα5παΐ ίοτ ΕρρτονΕί (ο 15ε δετνίοε 15ε Ι5ίτά ρΕΠν 
1ΐΕ5ί1ίΐγ ίηδαΓΕηοε ροΐίογ(ίεδ), ΐ5ίπ\· (30) άΕνδ ΕίτεΓ 15ε Είίεοιίνε ϋΕίε ίοτ 
15ε Εοηδααοιίοη Ρεποά, Εηά ΐ5ίπγ (30) άΕνδ 5είοτε 15ε άΕίε οί ίδδυ^οί 15^ 
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Μείτο’δ ορεΓΕίϊοη ρεπηΐΐ Γογ ίΗε ΟρεΓΕίΐοη ΡεποΠ. ΤΗε ΐΗΐτ<3 ρητΐγ 1Ϊ25ίϋίγ 
ΐηδϋΤ3ηεε ροΐΐεγ(ΐεδ), ννΙιίοΓι ΓηΐβΗΐ 5ε ηεειίεά ίο εονεΓ ίΗε ΙΐηΗΐΙΐίγ οί ίΗε 
(3οηεεδδΐοη2ΪΓε αβΗΪΠΒΐ Λιτά ρΕτίΐεδ άαε ίο ίΗε εχεεαϋίοη 5γ ίΗε 
Οοηεεδδΐοη3Ϊτε οί ηΐ3ΐηίεη3ηεε ογ Γεηιε(ϋ 2 ΐ ογ οίΗεΓ ννοίΗδ ννΐΐΗΐη ίΗε 
&3ΐηεΛνοΓΐί οί ίΗε (^οηεεδδΐοηΕΐτε’δ ο51ΐ§3ίΐοηδ, δΗοαΙά 5ε δΐι5πιΐίΐε(1 ίο ί±ιε 
δεινΐοε ΓιΓίεεη (15) (ΐ3γδ 5είθΓε εοπυηεηεειηεηΐ οΓ δυ5)εεΐ \νοΓΗδ. 

22.4.4.3 ΤΗε εοιηρεηδ3ΐίοη Ιΐιηΐίδ ννΐίΗΐη 3η ΐπίε§Γ3ΐ ίΗΐπί ρατίγ Ιΐ35ΐ1ΐίγ ΐηδίιτηηεε 
ροΐΐεγ δΗοιιΙά 5ε, ρεΓ οεειητεηεε, ί5ε Γο11ο\νΐη§: 

α. Ρογ (ΙΐτεεΙ ογ ίηάίτεεί ΐϊΐ&ΐεήαΐ άΕτηηβεδ ίο ΓΚίτ<1 ρ&ηϊεδ, ΐη<1ερεη(3εηΐ1γ 
οΓ ί5ε ηιιπι5εΓ οΓ 15ε ΐη)ιΐΓε(1 ίΗϊτ(1 ρΕΠΐεδ, ίΐνε Ηαηάτείΐ πιίΐΐίοη 
ώ:3θΗιη3 (500,000,000). 

5. Ρογ 5ο<3γ ίη]υτγ ογ (ΙεηίΗ οΓ ίΗΐπί ρατίΐεδ, ρεΓ ρεΓδοη ϋηίΐ Εοεΐάεηί, ίεη 
Γπϊΐΐΐοη <ΐΓ3εΗιη2 (10,000,000) 

ε. Ρογ 5οάγ ΐηϊιιτγ ογ άεαίΗ οΓ ίΗίΓοΙ ραηγ Γο11ο\νίη§ 2 §τουρ αεείάεηι, 
ΐηάερεηίΐεηΐΐγ οί ί5ε ηαιη5εΓ οί ί5ε ϊη)ατεά, ίιίτγ τηίΐΐϊοη άταεΚίΠΕ 
(50,000,000) 

ά. Μίηίπιαιη ΙΐηΗΐΙΐίγ Ιίταϊΐ άαπη§ ί5ε ν/Ηο1ε άατΕίΐοη οί ίΗε ΐηδίιταηεε 
εοηίτ3θί, Γννο 5ί11ϊοη ώηεΗπιαδ (2,000,000,000). 

ΤΗε &5ονε Ιΐιηίίδ τείεΓ ίο 01/01/1993 ρηεεδ 3ηά δΗαΙΙ 5ε ϊηεΓεΕδεά ε3δε 
5γ 02δε (ΐηοΓεηδεά πδΠδ, άιΐΓ3ΐΐοη οί ΐηδυΓεά 03ρΐί3ΐ είο.) 3π<1 δΗ3ΐ1 5ε 
εδεαίΕίεά ίΗε ΓίΓδί <3αγ οί ε3θΗ γε3Γ ΐη 3οεοΓ<ΐ2ηεε ννΐίΗ ίΗε 3νεΓ3§ε 
3ηηιΐ3ΐ ν3Π2ίίοη οί ίΗε §εηεΓ3ΐ ΐη<1εχ οί εοηδαιηεΓδ ρπεεδ, <3επνεά 
6όιή ίΗε ά3ί2 οί ίΗε Ν3ίΐοη3ΐ δίΕίΐδίΐεδ δεινΐεε ΐη Οτεεεε. 

22.4.4.4 ΤΗε ίΗίτ(1 ρ3Γΐγ Ιϊ&Ηϋϊΐγ ίιΐδατΕηοε ροΐΐεγ(ίεδ), δΗοαΠΙ ΐηείικίε ίΗε Γο11ολνΐη§ 
δρεοΐΕΐ ίεπηδ : 

1 * 

3. ΤΗε δεινΐεε, ϊίδ ρείδοηπεί, ϊη §εηεΓ 2 ΐ ϊίδ εοηδίιΐίηηίδ 3η<1 ίΗεΐτ 
ρεΓδοηηεΙ 3τε εοηδΐάετεά 3δ “ιΗϊγ(Γ ρΕΤίϊεδ ΐη 3εεοπΐ2ηεε \νΐίΗ ίΗε 
ίεπηδ 3η(1 εχεερίΐοηδ οί ίΗε ΟΓΟδδ 1ΐ25ΐ1ΐίν. 

5. ΤΗε ίηδίίΓΕηεε εοιηρ3ηγ δΗαΙΙ άείεικί 3ηγ 1α\ν δΐιΐί Γ3ΐδεί1 2§3ΐηδί ίΗε 
ΟοηοεδδίοπΕίΓε ογ ίΗε δεΓνϊεε, ίΗεΐτ ρεΓδοηηεΙ ογ ίΗεΐτ εοηδΐι1ΐ3Πΐδ ϊη 
εαδε ίΗε <ΐ2ΐη3§ε ίδ (Ιαε ίο ίΗεΪΓ 30ί ογ οπήδδΐοη λνΗΐεΗ ΐδ εονετεά 5γ 
ίΗε ίΗΐτ(1 ρ3Γίγ ΙϊαΗϊΙϊίγ ΐηδπτΕηεε ηηά δΗ3ΐ1 ρ3γ 3ηγ £ΐΐ3Τ3ηίεε Γογ ίΗε 
1ίίίΐη£ οί 2 ηγ ροδδίΗΙε οοηίΐδε3ίΐοη, Γεΐ2ΐε(1 ίο ίΗε 1Ϊ35ϊ1ίίγ ννίίΗϊη ίΗε 
Ιίτηϊίδ οί ίΗε δοπίδ Γείεπεά ΐη Ετίίείε 22.4.4.3. ΗεΓεΐη. 

22.4.5 ΤΗε ίο11ο\νΐη£ §εηετ3ΐ ίεπηδ δΗουΜ 5ε ίηεοΓροΓΕίεά ΐη ίΗε ΐηδΐιτ3ηεε 
ροΐΐεν(ϊεδ), οί 3ΠΐεΙεδ 22.4.1. 3ηά 22.4.4. 
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22.4.5.1 

22.4.5.2 

22.4.5.3 

22.4.5.4 

22.4.5.5 

22.4.5.6 

22.4.5.7 

22.5 

22.6 

Ύ) 7 

ΛΛ / 


"Πιε δεηήεε 55α11 5ε οο-ίηδυτεύ. 

Τ5εδε ϊη$αταηεε ροΐίείεδ ηιαγ ηοί 5ε εαηοείΐεά, Ετηεηάεύ ογ εΐ 3 ρδεύ ννιί5οαί 
ί5ε (Γοηεε55ίοη3ΪΓε 3η<1 ί5ε δεΓνίεε 5εΐη§ 50 ηοΐίίϊεύ 5γ ί5ε ίηδίηηηοε 
εοιηρ3ηγ, \νίΐ5 Γε§ί5ίεΓεά πιηίΐ ί5ίπγ (30) <1αγ5 ίη 3ύν3ηεε. 

Τ5ε ίηδιυηηοε οοπιρ&ηγ \ν3ΐνεδ ίίδ π§5ί ίο είπΐπι 3§3ίη5ί ι5ε δεΓνίεε, ΐί 5 
επιρίογεεδ, εοη5ϋ1ί3ΐιί5 3ηύ 355οεΪ3ίε5 3ηά ι5είτ επιρίογεεδ, ίη ε 35 ε ιΐιε 
ά3πΐ3205 3τε 3ίίτί5υί351ε ίο αη υηίηίεηίίοη3ΐ 3εί ογ οπιίδδίοη οί ι5ε$ε 
Ρ8Γ50Π5. 

Τ5ε δεΓνίεε, ίίδ ρεΓδοηηεΙ 35 ννεΐΐ 35 311 ίί5 οοη5ΐιΙί3ηΐ5 3 ηύ 355 οεί 3 ίε 5 3 ηύ 
ί5εΐτ επιρίογεεδ 3ΐε εοηδίάεΓεύ ί5ίτ(1 ρ3Γΐΐε5 ίη Γεδρεοί οί ί5ε ρεΓίοπηπηοε οΓ 
ι 5Ϊ5 (Γοηϋηοι. 

Τ5ε ίηδίιτηηεε ροΐίεγ εονείδ αΐ50 ί5ε 1Ϊ25ί1ίίγ οί ί5ε δεΓνίεε, \ν5ίε5 άεηνε 5 
ίτοιη ιπίείε 922 οί ί5ε Οίνίΐ Οούε. 

Ιη οηίεΓ ίο δεευτε ίΐιε δεΓνίεε, ι5ε Οοηεε55ίοη3ΐτε $5311 3δ5 ί5ε ίηδυτεΓδ ίο 
ιηεΐυύε ίη ί5ε αΐΐ είδΐί ίηδίίΓαηεε ροΐίείεδ Ιΐΐ3ί εονεί ί5ε Ρπ^εεί ίΐδείί, 3 
οΐ2ΐΐ5ε εονεηη§ ί5ε ύεδΐηιεΐίοη ογ ά3ΐη2βε οί ί5ε ΡΓθ)εεζ ίη ννΗοΙε ογ ίη 
ρ3Γί. 

Τ5ε Οοηθ055ίοη2ΪΓε ιηυδί ίηπιίδΗ ί5ε 35ονε ίη5ΐΐΓ3ηεε ροΐίείεδ ίο ί5ε 
δεΓνίεε, 3ΐ 1ε35ί ίΙιΪΓΐγ (30) άαγδ 5είθΓε ί5ε οοπυηεηεεπιεηΐ οί ε3ε5 
ίη5ΐΐΓ3ηοε ρεπού. Ιη εαεε ιΐιε ΟοηεεδδίοΜίτε ί3Ϊΐ5 ίο ύο 5 ο, ί5ε ρΓονίδίοηδ οί 
3ΓίϊεΙε 22.8 5εΓείη 55311 5ε 3ρρ1ίθ35Ιε. 

Οαπη§ εηίεηηο οί ί5ε 35ονε ίη5ΐιτ3ηεε ρο1ίείε5, ί5ε (ΤοηοεδδίοηηίΓε 55311 
εοΓηρΙν 3ηύ ίπ5ε ίηίο εοη5ίύεΓ3ίίοη ί5ε ρίονίδίοηδ οί ί5ε τε1εν3ηί 1ε§ίδΐ3ίίνε 
3ηύ Γε§υΐ3ήη§ ρίονίδίοηδ, 35 ί5εδε ννεΓε ΓηούίίΙεεΙ 3ηύ 3τε ίη ίοΓοε, 35 ννεΐΐ 
35 ί5ε τε1εν3ηί ΙΙε3αΐ3ίίοη5, 35 ίη ίοΓοε 3ηύ 3τε 3ρρ1ίε351ε ίη Οτεεεε. 

Τ5ε Οοηεε55ίοη3ΪΓε 55311 εοπιρίγ \νίί5 ίΐιε ίεπηδ οί ί5ε ίη 5 υτ 3 ηεε ροΐίείεδ. 
Τ5ε ΰΐ5ΐΐΓ3ηεε εονεπι§ε, ί5ε Γιη3ηεία1 3ηύ ίηδίιτοηοε ίεπηδ, εχεερίίοηδ, 
εχοηεΓ3ΐίοη5 3ΐε ίη 311 025εδ 5ΐι5)εεί ίο ί5ε δεηάεε’δ ΓιιιεΙ 3ρρΓον3ΐ, 5ί οπίεΓ 
ιο εοπιρίγ ίο ί5ε ίεπηδ οί 3Γίίε1ε 22 5είείη. 

Τ5ε 35ονε ίηδΐΐΓ3ηεε ροΐίείεδ άο ηοί τεΐίενε ογ Ιίιηίί ίη 3 ηγ νν 3 γ ί5ε 
ο51ί§3ίίοηδ 3ηύ Γεδροηδ&ιΙίΐίεδ οί ί5ε (2οηεε55ίοη3ίτε 3ηδίη§ οαί οί ί5ε 
(Ζοηίπιοί, εδρεείαΐΐγ \νίί5 Γε§3π1 ίο ί5ε εχεερίίοηδ, ύίδεουηίδ, 5εηεΓιί5, 
Ιυηιίαίίοηδ, είε., ρΓονίύεύ ίοΓ 5γ ί5ε τε1εν3ηί ίηδυταηεε ροΐίείεδ. 3ηύ ι5ε 
Οοηεεδδίοηηίτε τεηιηίηδ δοΐεΐγ Γ05ροηδί5Ιε ίοΓ ί5ε τεπιεύγ οί ύ 3 πΐ 2 §ε 5 ίο 
ρεΓδοηδ ογ Ι5ίη25, ίη Βοεοπίπηεε ννίί5 ί5ε ίεπηδ 5εί ουί 5είείη, 5εγοηύ ί5ε 
3ηιουηΐ5 εονεΓεύ 5γ ί5ε ίηδίιπιηεε ροΐίείεδ. Ιη 035ε οί οεεηττεηεε οί ίοπεε 
Γη^ευΓε ίηδατεύ ενεηίδ, 3Γίίε1ε 23 Ιιείείη δΐιαίΐ αρρΐγ. 
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22.8 Ιη 0Ε5ε ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίΓε ΓΕίΙδ Ιο οοπιρίγ ννϊίΐι ίί5 ϊηδίιτΕηοε ο61ί§3ΐίοηδ, 
ίΗε 5εΓνίοε ϊδ εηίίίΐεό ίο ΕδΗ Γγογπ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ίο ηΐΕΐίο ίΗε τοΙενΕπί 
πιοάϊίϊοΕίίοηδ ογ Ε(3(ϋίϊοηΕΐ ίηδαΐΕηοε ροΐίοίεδ Εηά ίο ίΗε εχίεηί ίΗε 
ΟοηοεδδίοηΕΪΓε άοεδ ηοί οοπιρίγ \νίίΗίη ΐΗίιΤγ (30) άΕγδ ίτοιη ίΗε τεοεΐρί οΓ 
ίΗε δετνϊοε’δ τεΙενΕηί ηοΐίίϊοΕίίοη, ίΗε δετνίοε ΐ$ εηΐϊίΐεά ίο εηίετ οη ΗοΗεΙΓ 
Εηά Εί ίΗε εχρεηδεδ οΓ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ϊηίο ίΗε 36ονε ίηδίίΓΕηοε ροΐίοίοδ 
Είκΐ ίο τείΕΪη (\νίιΗ ίΗε 1ε§Εΐ ΐπίετεδί Γογ (Ιεΐανεά ρΕγπιεηί) ιΗε επιοοπΙ οΓ ίΗε 
ρΓεχηίαιη ίτοιη ίΗε ρΕγιηοηΐδ (Πιε Ιο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε αηάεΓ ΐΗίδ ΟοηίτΕΟί. 
ΡατίΗεπηοτε, ϊη ΟΕδε ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ηε§1εοίδ ογ (ΙεΐΕγδ Ιο ραγ ίο ίΗε 
ίηδίιτεΓδ Ιΐιε ρΓεπιϊιιχηδ (Ηαε, ίΗε δετνίοε ίη ΟΓίΙεΓ ίο Ενοιά επ ενεηίιίΕΐ 
Εηηαίιηεηΐ οί ίΗε ίηδίίΓΕηοε ροΐίοϊεδ, ϊδ εηίίί1ε<1 ίο ρΕγ ίΗε ρΓεπιίιιηΐδ ίο ίΗε 
ίηδίιτεΓδ οη ΗοΗεΙΓ οΓ ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε, ρΓονΐ<1ε(1 ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίΓε 
άοεδη’Ι οοπιρίγ \νίι!ιίη τεΕδοηΕΗΙε ίΐπιε δεί ουί ίη ινπίίη§ 6γ ιΐιε δετνίοε, επ(1 
ΓείΕΪη ίΗε Γείενηηί Ετηουηί ίτοπι ίΐιε Εΐηουηίδ (ίυε ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕίΓε 
ΕοεοΓ(ϋη§ ίο ίΗε ΕΗονε. 

22.9 Ιη ΟΕδε ίΐιε ν/οτίίδ Ετε δΐΐδρεη(Ιε(1 ίη \νΗο!ε ογ ίη ρΕΓί, άιιο ίο ίΗε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε’δ ΓειιΙι, ίΐιε ΡΓθ)εεί πίΕν 5ε ίηδίπεά 6ν ίΗε δετνίοε Ε§Είηδί ε 11 
ροδδίΗΙε ίηδατΕΗΙε ήδΗδ ίηάερεηίΐεηίΐν οί ίΐιε ρτο)εα ρΗαδε, επ< 1 ίΐιε 
εχρεηδεδ οί δη^εεί ίηδίίΓΕηοε 5 ΗεΙ 1 6ε 6οπιε 6γ ίΗε ΟοηεεδδίοηΕίΓε. 

22.10 Πιε ίηδίίΓΕηεε εοπιρεηδΕίίοηδ 56 εΙΙ 6ε εοΙΙεοΐεΟ 6γ ίΐιε ΟοηοεδδίοηΕίΓε ειη! 
δΙίΕΠ 6ε ιΐδεά Γογ ί6ε τεπιεάγ οΓ <ΐΕπΐΕ§εδ 3η(1 ί6ε οοηίίηυΕίϊοη οΓ ίΗε 
οοηδίηιοΐίοη ογ ιΐιε ορεΓΕίιοη οΓ ίΗε Μείτο, δυ6)εοί ίο αην π§Ηι οΓ ί6ε 
ΙηνοΙνεΟ ΡεΓδοηδ Εηά ΟεητΙεΓδ οη δΐιεΗ ίηδίίΓΕηεε εοπιρεηδΕίίοηδ. ΤΗε 
ΟοηοεδδίοηΕΪΓε δΐιηΐΐ ίηΓοπη ίΗε δετνίοε, ννΗίοΗ ίδ εηίίίΐείΐ ίο οΙιεοΗ ίΗε 
(ϋδΗυίδεπιεηΙδ οί ίΗε ΕΗονε οοιηρεηδΕίίοηδ Εδ ρτονίάειΐ ΗεΓείη. Ιη οαδε οΓ ε 
άΐδραιε, δυοΗ (ϋδραίε δΗηΙΙ 6ε τεδοίνεά Εοοοπ1ίη§ ίο ΕΠίοΙεδ 38 Εηά 39 
ΗεΓείη. 

22.11 ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε ϊδ εηίιιίεοί ηοί ίο εηίεΓ ϊηίο ίΗε ΕΗονε ϊηδίιτΕηοε ροΐίοίοδ 
άιιπη§ ίΐιε Οοηδίηιοίϊοη Ρεπού, 6αί ίο εηδίιτε ιΗεϊ ίΗε ΟοηδίηιοίοΓ δΗπΙΙ 
εηίεΓ Εηύ πίΕΪηίΕΪη ίΗε δΕίηε Ουπη§ ίΗε ννΗοΙε Οοηδίτυοίίοη Ρεποά, Εηά ιΗεϊ 
ϊί δΗΕΠ οοιηρίγ ννϊίΗ ίΗε Ιειτηδ οΓ Ετίϊοίε 22 ΗεΓείη. 

Ιη δΐιοΗ ΟΕδε, ίΐιε ΟοηοεδδίοηΕίΓε, ίΗε Ιηάερεηύεηί Εηβίηεετ, ίΗε 
ΟοηοεδδίοηΕΪΓε’δ οοηδίιΙίΕηίδ επ( 1 ίΗεΪΓ ρεΓδοηηεΙ, 5 Ηε 11 6ε οο-ίηδατε(1 ίη ίΐιε 
ϊηδίιτΕηοε οοηίτΕοίδ οΓ ΕΠίοΙε 22 Εηά 5 Ηε 11 6ε οοηδίύεΓεά “ΐΗΪΓύ ρΕΠϊεδ” 
ννίΐΗιη ίΗε ίτΕΐηεννοΓΐ; οΓ ΕτίίοΙε 22.4.2. 

22.12 ΤΗε ΡΕΓΐϊεδ Ε§τεε ιΗεΙ ίΗε ε 11 πδΠ ίηδυΐΕηοε ροΐίοίεδ δΗΕΐΙ εχοΐυύε οονεΓΕβε 
οΓ ίΗοδε πδΗδ ννΗίοΗ, ίη ΕοοοΓάπηοε \νϊιΗ ίΗε αδίΐΕΐ ίηίεπίΕΐϊοηΕΐ ϊηδίιτΕηοε 
ρΓΕοίϊοε, Ετε αδυπΗγ οχοερίεά Εηά Ετε ηοί οονείεά 6γ ίΗε ιΐδΐΐΕΐ ίηδυτΕηοε 
ροΐίοίεδ (δυοΗ Εδ ΠδΗδ ίτοπι \νΕΓ, ίηνΕδίοη, τηυίίηγ, Γενοΐυίίοη, άϊδΓυρίίοη οΓ 
ΟΓίΙεΓ, ροΐΐυίϊοη ίτοπι ΓΕζϋΕίϊοη είο.) 
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ΓΟΚΟΕ ΜΑϋΓΕϋΚΕ 
ΡοΓεε ΜαίοαΓβ Ενεηίδ 

Ρογ ί5ε ρυτροδεδ οί ρΓεδεηί ΟοηίΓΕΟζ 15ε ίεπη “ΡοΓοε Μζ^ειιτε Ενεηΐ” 
πιεαηδ: 

&11 ί5θδε ενεηίδ ογ οϊτοιιιηδίΕηοεδ ννΐιϊοΐι ίαΐΐ οαίδΐάε ί5ε δρΚεΓε οί οοηίτοί ογ 
ΐηίΐαεηοε οί ί5ε ρατΐίεδ εικ! ννΗϊείι ογ ί5ε οοηδεςιιεηοεδ οί \ν5ΐο5 οοαΜ ηοί 
Ηανε 5εεη ίοΓεδεεη ογ ρΓονεηίεά ογ ί5ε οοηδεςιιεηοεδ ίΕείεοί οοιιΐά ηοί Η&νε 
5εεη ρΓενεηίεά, ενεη ίί ί5ε ρΕτίΐεδ 5 ε( 15εεη ρεγϊϊοιιΙεγΙυ (ϋΐΐβεηί. 

Ιί ΐδ οΙ&τίΓιεά ι5εϊ ί±ιε οοηδεςιιεηοεδ οί Ενεηίδ οί ΡοΓοε Μ^ειιτε οη ι5ε 
ρΓθ)εοΐ, ν/ΗϊοΡι ατε άυε ίο ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε’δ ί&ϊΐυτε ίο οοπιρίγ ν/ϊί5 Λε ίεππδ 
οί Αηηεχ 1, δΗαΙΙ 5ε 5οπιε 5γ ί5ε ΟοηοεδδίοηΕίΓε. 

Οοοιιιτεηοε 

Ιί ίΐιε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε οοηδϊάεΓδ ίΗαί αη Ενεηί οί ΡοΓοε ΜΕ)ειιτε Ηε 5 
οοοηττεά, \ν5ίο5 οοιιΜ §1νε πδε ίο ε οΙειπι ίοΓ εχίεηδίοη οί ίίιηε Εηώ'οΓ 
οοπιρεηδΕίίοη 5γ ίΐιε ΟΓεεΙί δίΕίε, ίί βΙιεΙΙ ηοήίγ ί5ε δεηαοε, ίη \ντίΐίη§, Εδ 
δοοη Εδ τεαδοπΕ^Ιγ ίεΕδί51ε, Γείειτίησ ίο ί5ε Ενεηί οί ΡοΓοε ΜΕ)ευτε νν5κ5 
ίί οΐ&ϊπΐδ ϊΐ ΙΐΕδ οεοιιττεά Εηά ίο ίίδ οοηδεςιιεηοεδ (ίο ίΐιε εχίεηϊ ίι οουΐά 5ε 
τε&δοη&51γ νεπίϊεά Εί ι5ει δίΕ§ε). 

Ιί ίΐιε ΟΓεεΙί δίΕίε 5 εε άου5ίδ Εδ ίο ίΐιε οοοιιττεηοε οί επ Ενεηί οί ΡοΓοε 
ΜΕ)ειΐΓε ογ Εδ ίο ίίδ οοηδεςιιεηοεδ, ίί \νΐ11 Εάάτεδδ ίΐιε ηΐΕίίεΓ ίο 5ε τεδοίνεά 
Εοοοπϋη§ ίο ί5ε ρΓοοεάιιτο οί Ετΐίοΐεδ 38 Εηά 39 ννϊίΕϊη 14 (ΐΕγδ ίτοπι ι5ε 
τεοείρι οί ί5ε ΟοηοεδδίοηΕΪΓε’δ ηοιίίιοΕίίοη. Ιί ι5ε δίΕίε άοεδ ηοί άο 50 
ννίιΐιίη ί5ε δΕίά 14 άηγδ ρεπού, ί5ε δίΕίε ννϊΐΐ 5ε εΐεειηείΐ ίο 5Ενε Εοοερίεά 
ί5ε ΟοηοεδδϊοηΕίΓε'δ ηοίίοε. 

Αδ δοοη Εδ ρΓΕοίϊοΕίΙγ ροδδϊ51ε, ί5ε Οίεείί δίΕίε Εηά ί5ε ΟοηοεδδίοηΕίτε 
δΗΕΐΙ πιεεί ίο (ϋδοιίδδ ΐη τεδρεοί οί ί5ε Ενεηί οί ΡοΓοε ΜΕ)ευτε Εηά ϊίδ 
οοηδεςιιεηοεδ, επ<1 ίο ί5ε εχΐεηί ροδδΐ5Ιε, ίο άείεπηίηε ί5ε πιοδί είίεοήνε 
ννηγ ίοΓ ί5ε οοηίΐηαΕίϊοη οί ί5ε \νοΓΐίδ ογ ί5ε Μείτο’δ ορεΓΕίΐοη. 

Ιη ΟΕδε ίί οΕπηοί 5ε ίιηιηείϋΕΐεΙγ άεπνεά ννΚεώεΓ 15ε Ενεηί οί Ρογοο 
55εΙ 1 5εοοηιε ε Ρπ)Ιοη§εά Ενεηί οί ΡοΓοε [ν^εατε (Εδ άεβηειΐ ϊη 
ΕΓίΐοΙε 23.6.2), ίΐιε ΡΕΓίΐεδ (αηίεδδ οίΕεπνΐδε Ε^τεεά ογ ιιηίεδδ 15ε ΕεηάεΓδ 
(Ιείΐηε ογ ίοΓεδεε δοπιεΐ5ΐη§ άΐίίεΓεηί) βΗ,εΙΙ ΐΕ5ε ε! 1 τεΕδοηΕ51ε δίερδ ίο 
οοηϊίηαε ί5ε Ρπ))'εοί ιΐδϊη§ ί5ε ίηδυτΕηοε οοηιρεηδΕΐΐοηδ Εηά ϊί ί5ε ΟΕδε ηΐΕν 
5ε, ί5ε ΟΓεεΙί δίΕίε’δ οοπιρεηδΕίίοη. 

ΡίπΕηαΕί ΚεδΡοηδΐ5ίΗίν οί ίΗε ΟοηεεδδΙοηΕίΓε 


\νίί5οιιΐ ρΓε)ικϋοε ίο ΕΓίΐοΙε 23.6. : 
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α. Το ίΡε εχίεηί ίΡε ΟοηεεδδίοηΕίΓε Ρεβ ίηδίηεϋ ϋιε ρΓθ)εεί ίη ΕοεοΓϋΕηοε 
\νίιΡ ΕΤΐίοΙε 22 2 § 2 ίηδΙ ίΡε εοηδεςιιεηοεδ οΓ δΐιοΡ ΡοΓοε Μ3)εατε Ενεηί, 
ϋιε Οοηοε55ΪοηαΪΓε 5 Ρ 2 ΙΙ ΡεΕΓ ϋιε Γιη&ηείαΐ εοηδεςυεηεεδ οΓ δυεΡ 
ΡοΓοε Μ^ειιτε Ενεηί, αρ Ιο ϋιε Εΐηοιιηίδ ννΗϊεΙι 5 Ρ 2 ΙΙ ΡΕνε Ρεεη 
τεοεινεϋ ρυτδΐΐΕηΐ ίο ϋιε οοιτεδροηϋίηδ ίηδιηΈηοε ροΐίοίεδ. 

Ιη εΕ5ε ϋιε ΕτηοαηΙδ ιΡεΙ Ράνε Ρεεη Γεοείνεϋ Ετε δπίΕΐΙεΓ ϊΡεπ ϋιε 
Εΐηοιιηΐδ ρΕγΕΡΙε ρητδαΕηί Ιο ϋιε ίηδατΕηοε ροΐίοίεδ, ϋιε 
ΟοηοεδδίοηΕΪτε 5 Ρ 2 ΙΙ, εΙ ΐί5 οννη ΓεδροηδϊΡίΙίίγ αηϋ εχρεηδε, ΕΐΐεηιρΙ Ιο 
οοΐΐεοί ϋιε ΓειηΕΪηΐηβ Εΐηοηηίδ ννίιΡ Εηγ 1ε°Εΐ ιηεΕηδ Εηϋ ϊι ννϋΐ ίηνΐίε 
ϋιε δίΕίε ΐο ρΕΠίείρΕίε ίη δυεΡ ρΓοεεεϋίη§5. ΤΡε δίΕίε Ϊ5 εηίίιίεϋ Ιο 
Γεςιιεδί &οιη ϋιε ΟοηεεδδίοηΕίΓε Ιο Εδδίβη ίο ϋιε δίΕίε ϋιε τεΙενΕηί 
εΐΕΐχη οΓ ϋιε ΟοηεεδδίοηΕίΓε ΕβΕΪηδί (Ρε ίηδατΕηεε εοιηρΕηγ, Γογ ϋιε 
ΓεχηΕΪηΐηβ δυπι πιεηίίοηεϋ ΕΡονε. 

Ρ. ϊι ίδ εΐΕπΓιεϋ ϋιαί ϋιε ΟοηεεδδίοηΕίΓε 5 Ρε 11 ΡεΕΓ ϋιε ΓιηαηοΐΕΐ 
εοηδεςιιεηοεδ οί Εηγ ΕνεηΙ οί ΡοΓοε ΜΕ_]ειΐΓε, ίί Εηϋ ίο ϋιε εχίεηί δυεΡ 
εοηδεςαεηοεδ Ετε ϋιε Γεδαΐί οί ε ΓηΡατε οί ϋιε ΟοηεεδδίοηΕίΓε ίο 
εοπιρίγ ννίιΡ Αηηεχ 1 ΡεΓεοί. 

23.4 ΡΐπΕπείαΙ ΚεδροηδΐΡΠΐίν οί ίΡε ΡεβεΡ δίαίβ 

ν/ίϋιοιιΐ ρΓ^νκϋεε ίο Ετϋοίε 23.6., ϋιε ΟίεεΡ δίαίε βΡεΙΙ οοπιρεηδΕίε ϋιε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε Γογ Εηγ Ροδίίίνε ϋΕΐηΕ§ε5 ϋυε (ο αηγ ΡοΓοε ΜΕ)ειΐΓε ΕνεηΙ 
εχοερί Γογ ίΡοδε \νΡίοΡ Ετε Ροπιε Ργ ίΡε ΟοηεεδδίοηΕίτε Ρι ΕοεοΓϋηηεε ννίιΡ 
Ετϋείε 23.3., $ο ϋΐΕΐ (ί) ίΓ ϋιε ΡοΓοε Μ^εητε ΕνεηΙ οεοατδ ΡείοΓε ϋιε 
ΟρεΓΕϋοη Ρετίοϋ, ϋιε ΟίεεΡ δίΕίε 5Ρε11 ρΕγ (ο ϋιε ΟοποεδδίοηΕίτε ϋιε 
Ροδίίίνε 0ΕπΐΕ§ε$ ίη γοΙεΡοπ Ιο δυεΡ Ροίεε Μ3)εατε Ενεηί Εηϋ (ϋ) ίΓ ϋιε 
ΡοΓοε Μα)ειιτε ΕνεηΙ οεοατδ ϋυτίη§ ϋιε ΟρεΓΕίίοη Ρεηοϋ, ϋιε ΟτεεΡ δίΕίε 
5Ρε11 ΕϋϋΐήοηΕΐΙγ οοπιρεηδΕίε ΙΡε ΟοηεεδδίοηΕίτε Γογ Εηγ 1ο$5 οί ίίεΡείδ’ 
ιηεοπιε ίί ννϊΐΐ Ριειιτ (ίηε1υϋιη§ ϋιε ίίεΡεί’δ δυΡδίϋγ) ίη εοοογΡεποο ννίϋι ϋιε 
ΡίηΕηοΐΕΐ ΡΙεπ ρΓονΐδίοηδ, αήεΓ ϋεϋυοίίοη οί ϋιε Εΐηουηίδ οΓ ϋιε εχρεηδοδ 
ννΡίοΡ ϋιε ΟοηεεδδίοηΕίΓε Ρεβ δΕνεϋ ϋαε ίο ίΡε οοειητεηοε οΓ ϋιε Ρογοο 
Μ 2 )εατε ενεηί, ίη ΡοίΡ ΟΕδεδ ν/ίιΡϊη Γννεηίγ οηε (21) ϋΕγδ εΑογ ϋιε εηϋ οΓ 
ϋιε ΟΕΐεηϋΕΓ πιοηϋι ϋαπη§ \νΡίοΡ ϋιε τεΙενΕηί δοτή \νΕδ ραγΕΡΙε. Ιη εΕδε οΓ ε 
ϋίδριηε Εδ Ιο Εηγ δίχοΡ δΐιπι, ϋιε πίΕίΙεΓ 5Ρε11 Ρε τεΓειτεϋ (ο Ρε τεδοίνεϋ ίη 
ΕοοοΓϋΕηεε ννίϋι ϋιε ρΓοεεϋιιτε οΓ Ετΐίοΐεδ 38 Εηϋ 39. ΤΡε ΟΓεεΡ δίΕίε 5Ρε1Ι 
ρΕγ ηο εοΓηρεηδΕίΐοη ίη τεΐΕίϊοη Ιο εςυίριηεηΐ οννηεϋ Ργ ϋιε 
ΟοηεεδδίοηΕίτε, ϋιε Οοηδίηιεΐοτ, ϋιε ΑϋτηίηΐδίτΕίΟΓ Εηϋ ίΡείτ δαΡεοηίτΕείοΓδ, 
ίο ϋιε εχίεηί ιΡει ϋιε οοηδεςηεηεεδ οη δΐιοΡ εςυίριηεηΐ Εδ ε τεδυΐι οΓ ϋιε 
ΡοΓοε ΜΕ)εητε Ενεηί, Ετε εοπαρεηδΕίεϋ Ργ ϋιε ΡίδητΕηοε ροΐίείεδ. 

23.5 Εχίεπδΐοη οΓ ϋεΕϋϋηεδ 


\νίϋιοαΙ ρΓε)υϋίεε ίο Ετΐίείε 23.6., ίΓ ϋιε Ενεηί οΓ ΡοΓοε ΜΕ)εητε οοειχτδ 
□εΓοίε ϋιε ΟρεΓΕίίοη ϋΕίε, ϋιε ϋεαϋΐίηεδ ϋεΓιηεϋ Ρι ΕΠίεΙεδ 7 επ& 8 Εηϋ, 
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οϊΙιογ ΕίίεεΙεά άεΕ(11ΐηε 3 Εηά ώε ώιτΕίΐοη οί ώε Οοηεε 33 ΐοη Ρεποά 5 5ε11 5ε 
εχίεηάεά ίοτ ε ήπιε εςααΐ ίο ώε αάνεκε ΐηίΐηεηεε οί ώε ΡοΓεε Μαίευτε 
Ενεηί οη ώε ογϊΙϊοεΙ ρ*ώ οί ώε ΡΕΚ.Τ άϊζςτζιη οί ώε Ρ^εεζ 35 αροΐαΐεεί 
&οπι ώηε ίο ίΐιηε. 

23.6 Ρτοΐοηβεά Ενβπί οίΓοτεε ΜαίβοΓβ 

23.6.1 \νΐώουί ρΓε.|ιι<ϋεε ίο *ηγ οίΙιεΓ ρΓονΐ 3 ΐοη 3 οί ώε ρτε 3 εηί ΟοηίτΕοί, ΐη ε 33 ε οί 
3ηγ Ρτοΐοη^εά Ενεηί οί ΡοΓεε Μ 3 )εητε (εβ άείΐηεά ϊη ΕΠίεΙε 23.6.2.), ώε 
ρΕτίΐε 3 55*11 πιεεί ννΐώΐη ίεη (10) ά 3 γ 3 Εόπι ώε εηά οί ί5ε οοΓτε5ροη(Εη § 
ρεποά οί ίοατ (4), 3 ίχ (6), ηίηε (9) ογ ηνεΐνε (12) ιηοηώ 3 τείειτεά ίο ιη 
3τίιο1ε 23.6.2., ίο άεεΐάε ννΗεώετ ΐη ώε 1ΐ§5ί οί ώε οοη 3 εςυεηεε 3 οί ώε 
Ενεηί οί ΡοΓεε Μ*)ειιτε Ιαιο\νη ει ώ 3 1 πιοπιεηϋ Εηά οί ίΐιεΐτ ορΐηΐοη ΐη 
Γείδίΐοη ίο ίαίητε οοηδεςαεηεεδ, ώεγ εοαίά 3 §τεε ΐη τεΐΗίϊοη ίο ώε 
ΕώϋίΐοηΕΐ ΓηεΕ$ιιτε5 ίο 5ε ίΕΐίεη ίο εοηίτοηΐ ώε Ενεηί οί ΡοΓεε Μ 3 )ειΐΓε Εηά 
ίο εοηίϊηυε ώε ΟοηίτΕοί. Ιί ί5ε ρΕΓΐΐεδ άο ηοί γοεοΗ επ 3 §τεειηεηΐ ννΐίΐιΐη 
ίΐιϊτίγ (30) ά 3 ν 3 6όπι ί5ε εηά οί 3 ιώ)εεί ρειίοά, εΐώεΓ Ρεπυ ΐ 3 εηίΐίΐεά ίο 
ΙεπηΐηΕίε ώε ΟοηίτΕοί 5γ νντίίΐεη ηοίΐεε. δικώ ε ίεπηΐηΕΐΐοη 3 5ε11 5ε 
ϊππηεάΐΕίεΙγ είίεοίΐνε αροη τεοείρί οί ίΗε ηοίΐεε. 

23.6.2 “ΡΓοΙοηοεά Ενεηί οί ΡοΓεε ΜΕ)εατε” ιηεΕη 3 επ Ενεηί οί ΡοΓεε Μ 3 )εατε 
νν1ιΐε5 ΐ 3 εοηίΐηηΐη§ ογ ίί 3 εοη 3 εςαεηεε 3 εοηίΐηηε: 

α. ίοΓ ε εοηίίηηοιι 3 ώιτΕίΐοη εχεεεάΐη§ ηίηε (9) πιοηΐ1ι 3 , ΐη ε* 3 ε οί ε 
ΡοΓεε Μ 3 )εατε Ενεηί \ν5ΐο5 οεεατ 3 5είθίε ώε ΟρεΓΕίΐοη ϋΕίε, Ε§Εΐη 3 ί 
ί5ε εοη 3 εςαεηεε 3 οί \νΚΐε5 ώε Οοηοε 33 ϊοη 3 ΪΓε 5ε 3 5εεη ΐη 3 ιιτε(1 ΐη 
ΕοεοΓάΕηεε \νΐώ Ετίΐείε 22, 

5. ίοΓ ε εοηίΐηυοα 3 άατΕίΐοη εχοεεώη§ ίοατ (4) πιοηώ 3 , ΐη 0Ε 3 ε οί αηγ 
οΐ5εΓ Ενεηί οίΡοΓεε Μ 3 )ευτε οεειιτπη§ 5είθΓε ώε ΟρεΓΕίΐοη ϋ 3 ίε. 

ε. ίοΓ ε εοηίίηιιοα 3 άατΕίΐοη οί ιηοίε ίΐιηη ηνεΐνε (12) πιοηώ 3 , ΐη εΕ5ε οί 
επ Ενεηί οί ΡοΓεε Μ 3 )εατε \ν5ΐ<ώ 3 ίΕτί 3 ΕίΐεΓ ώε ΟρεΓΕίΐοη ϋΕίε 
Ε§ΕΪη 3 ί ώε εοη 3 εςιιεηεε 3 οί \νώε5 ώε Οοηεε 33 ΐοηΕΪτε 1ΐΕ5 5εεη 
ΐη 3 ητε(1 ΐη ΕεεοΓάΕηεε \νΐώ Ετίΐείε 22, 

ά. ίοΓ ε εοηίΐηαοα 3 άατΕίΐοη οί πιΟΓε ώΕη 3 ΐχ (6) πιοηώ 3 , ΐη εΕ 3 ε οί Εηγ 
οώεί Ενεηί οί ΡοΓεε ΜΕ)εατε οεειιπϊη§ ΕίίεΓ ώε ΟρεΓΕίΐοη ΩΕίε. 

-3-7 Τεπηίη Είϊοη άιιε ίο α Ρτοΐοηρεά Ενεηί οίΡοτεε ΜΕΪεηΓβ 

Ιη εΕ 3 ε οί ΙεπηΐηΕίΐοη βγ νίτίιιε οί Ετίΐείε 23.6, ννΗετε ίεπηΐηΕίΐοη ί 3 
είίεείεά εΐώεΓ 5γ ώε Οοηεε 33 ΐοπΕΪΓε ογ 5γ ώε Οτεε1< δίΕίε, ώε ρΓονΐ 3 ΐοη 3 
οί Ετίΐείε 29.3 ΗεΓεΐη 3 5 ε11 5ε ππιίΕΐΐ 3 ιηιιίΕη(ϋ 3 Ερρίΐεά, ννΐώ ώε εχεερίΐοη 
οί ώε Κ.ΟΕ νΕίιιε ννΐιΐεΐη, ίοΓ ώε ΐοϊΕΐΐίγ οί ώε Ε^ιιΐίγ, Ϊ 5 Ε§τεεά ίο 5ε 
τεώιεεά 5ν Γιήγ ρεΓ οεηί (50%), ΐη τεΐΕίΐοη ίο ώε τεπιτη οη εςιιίίγ (ΚΟΕ) 
άείΐηεά ΐη Ετίΐείε 29.3 5εΓεΐη. 1 ' 1 
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Ιη ί5ε ΕεηάεΓδ 53νε Γεεεΐνεά εοιηρεηδαΐίοη 3ηά ί5ε 5Ηατε1ιο1<1εΓ5 3ηά 
ί5ε ρΓονΐίΙεΓδ οΓ ί±ιβ δυϋοΓάϊη&Ιεά Εο 3Π5 Ηανε 3ΐτε3άγ εοΐΐεείεά ί5ε τεΐεναπί 
Γεϋιιτη ογ 3 §τεαίεΓ οηε, ί5ε (σεείί 5ΐ3ίε 5Κ&11 5ε εηΐίίΐεά ίο Γεεεϊνε &οπι ϋιε 
Οοηοεδδΐοηαϊτε 3ηγ ϊηδυτ3ηεε εοπιρεη53ΐΐοη \ν5ϊε5 ί5ε ΟοηεεδδίοΜΪτε 535 
ηοί γεί ραΐίΐ, 35 3 Γεδυΐί οί ί5ε Ενεηί οί ΡοΓοε Μ3]ευτε. 

23.8 Τ5ε Οτεε5 5ί3ίε $5311 ηοί 5ε 1Ϊ351ε ίοΓ 3ηγ εοπφεη53ίϊοη5 \ν5ϊο5 15ε 
Οοηεεδδίοηηίτε 55311 ρ3γ ώιε Ιο ί5ε Ενεηί οί ΡοΓοε Μ3]ευτε Ιο ί5ε ρεορίε ίο 
\ν5οπι ί5ε “οώεΓ εχρίοΐίηίϊοηδ” οί 3ΐΐϊε1ε 3.1.3.4, 53νε 5εεη 355ί§ηε<1 3η<1 
ώεΓείοΓε ί5ε 35ηοπη3ΐ ενοΐυύοη οί ί5εΐτ οοη£τ3θίιΐ3ΐ Γεΐ3ίίοη$. 

23.9 Το ί5ε εχίεηί 3η Ενεηί οί ΡοΓοε Μβ^ισε ίδ ί5ε Γιη3ηεΐ3ΐ Γε$ροη5Ϊ5ϊ1ϊΐγ οί 
ί5ε δΐ3ίε 3η<1 ϊίδ εοηδεςυεηεεδ άο ηοί 3ΐ1θλν ι5ε ηοπη3ΐ ορεΓ3ίϊοη οί ί5ε 
Μέσο, ί5ε Οοηεε55Ϊοη3ΪΓε ηΐ3γ 5ε Γεςυεδίεά ίο τεδίοΓε ί5ε Μέσο ίο ίίδ 
ορεΓβήοηηΙ εοηάϊίίοη, 3ί ί5ε εχρεηδεδ οί 15ε 5ΐ3ίε. 

23.10 Αηγ (Ιίδρυίε 3Πδίη§ 5εΙ\νεεη ί5ε ρ3Γίΐεδ 35 ίο ί5ε άυτ3ίίοη οί ί5ε Ενεηί οί 
ΡοΓοε Μ3]εισε, ογ ί5ε εοηδεςυεηεεδ ί5είεοί 3εεοΓ(ϋη§ ίο 15ε ρΓονίδίοηδ 
ΗεΓεοί, 55311 5ε Γείεητεά ίο ί5ε άϊδρυίεδ τεδοΐυίίοη ρτοεε^υτε ίοΓεδεεη 5γ 
3τσο1ε5 38 3η<1 39. 
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24. ΟΟΡΥΚΙΟΗΤ ΑΝϋ ΙΝΌϋδΤΚΙΑΕ ΡΚΟΡΕΚΤΥ ΚΙΟΗΤ5 

24.1 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε 5Ηε11 πίΕΐίε ΕνΕΪΐΕΗΙε ίο ίΗε Οτεείί δίΕίε αικί ίο Εηγ 
εοπιρείεηΐ ΡοΗΙϊε δετνΐεε ΐιΐίϋοΕίεά Ηγ ίΗε Οτεείί 5ίαίε, ίτεε οί εΗΕτ§ε αηά ϊη 
ΟΓίΙεΓ ίο Βε ϋδείΐ ΐη τεΐΕίΐοη ίο ίΗε Ρτο_)εεί, 3.11 (Ιειε επ<1 ΟοεοιηεηΙδ λνΗΐεΗ Ετε 
οΗίΕΪηεά, ογ ννετε οΗίΕΐηειΙ, ογ λνετε ετεΕίεά, ϊη Εηγ ννβγ, Ηγ ιΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ογ/ϊικ! Ηγ ιΗε εηίΐίΐεδ Γογ λνΗΐεΗ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ίδ 
η δροηδΐΗΙε, ίοτ ίΗε δρεεΐίιε Ροτροδε οί ΕΓίΐεΙε 24.4.2. ΤΙιε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε 
5Ηε11 οδε 311 τεΗδοηβΙ ίε εηάεΕνοοτδ ΐη 0Γ(1εΓ ίο πίΕΐίε ΕνΕΪΐΕΗΙε ίο ίΗε Οτεείί 
5ίΕίε ογ ίο αηγ ΡοΗΙϊε δετνΐεε εΙΙ (ΙεΙε επ(1 ΟοεοιηεηΙδ λνΗΐεΗ λνετε οΗίΕΪηεά 
ογ ετεΕΐε<1 Ηγ αηγ ίΗιτά ρητΐγ Γογ ίΗε ροτροβεδ οί ίΗε Ρτο)εεί. ΤΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ΐδ εηαί1ε<1 ίο ηια1<ε οδε οί ίΗε <1εΙε Εηά ΟοεοιηεηΙδ τείεττειΐ 
ίο ΐη ΕΓίΐεΙε 24.1 ΙιεΓεΐη, ίοΓ ίΗε ροτροδεδ οί ιΗε Ρτο]βεΐ. \νΗεηενετ ιΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε λνΐδΗεδ ίο οδε ίΗεδε (ΙεΙε Εηά ΟοεοιηεηΙδ ίοΓ Εηγ οίΗετ 
ροτροδε, ΐί δΗηΙΙ <1ο δο, οηΐγ Είΐετ οΗΐΕΪηΐη§ ίΗε ρτΐοτ λνηΐίεη εοηδεηί οί ιΗε 
Οτεείί δίΕίε. 

24.2 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε πίΕγ οδε ίοΓ ίΗε ροτροδεδ οί ίΗε Ρτο)εεί ε11 (Ιειε ογ 
ΟοεοιηεηΙδ, λνΗΐεΗ Ετε οΗίΕΪηεά ογ λνετε οΗίΕΪηεά ογ ετεΕίεά, ΐη Εηγ ννην, Ηγ 
ίΗε ΟΓεεΙί δίΕίε ογ οη ΐίδ ΗεΗηΙί, ίοΓ ίΗε ροτροδεδ οί ίΗε Ρτο^εί, ηηάετ ίΗε 
ίεπηδ, δει οοί Ηγ ίΗε Οτεείί δίΕίε. 

24.3 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε οηόετΐΕΐίεδ ίΗε οΗΙΐεΕίίοη ίο εηίετ ΐηίο (ρΓονΐάεά ΐί πΐ 3 γ 
άο δο οηάετ ίΗε ϋΐλν), ε 11 εοηίτΕείδ λνΗΐεΗ πίΕγ Ηε τεςοΐτεά ΐη οτάετ ίο οΗιεϊπ 
ίοτ ίΗε δρεεΐίιε Ροτροδε οί ΕΓίΐεΙε 24.4.2, εορνη§Ηί οη ε 11 άΕΐ 3 αη(1 
ΟοεοιηεηΙδ λνΗΐεΗ ατε ετεΕίεά Ην Ηΐπι οτ/αηά Ηγ εηίΐίίεδ ίοτ λνΗΐεΗ ίΗε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε ΐδ τεδροηδΐΗΙε ογ οη ίΠειτ ΗεΗαΙί, Εηά ίτοιη ίΗε άην δοεΗ (Ιειε 
ογ ΟοεοιηεηΙδ λνετε ετεΕίε& ογ Ιο οΗιεϊπ επ ΐττενοεΕΗΙε, ηοη εχείοδΐνε Εηά 
ίτΕηδίετΕΗΙε Ιΐεεηδε (ννΐιΗ ηεΗί οί ίοιίΗετ Ιΐεεηδε) ίο εοργ, τερτοίΐηεε, 
πιο(1ΐίν Εηά οδε ίοτ ίΗε δρεεΐίιε Ροτροδε, ε11 (ΙεΓε εη<1 ΟοεοιηεηΙδ πιεηΐΐοηείΐ 
αΗονε, λνΐίΗοοί οΗΙΐεΕίΐοη ίο ρηγ τογΕίίΐεδ. 

24.4 Είεβπδεδ 

24.4.1 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε 1 _τεΗγ §τεηΙδ ίο ίΗε Οτεείί δίΕίε (ρτονΐάειΐ ΐί πίΕγ άο δο 
ηηάετ ίΗε Οενν), ιΗε ΐιτενοοΕΗΙε, ηοη εχείοδΐνε εηά ίτΕηδίετΕΗΙε Ιΐεεηδε 
λνΐίΗοοί οΗΙΐ§Είΐοη ίο ραγ τογΕίίΐεδ (\νΐιΗ ίΗε τΐ§Ηί οί ίητίΗετ Ιΐεεηδε), ιο 
εορν, τερτοτίοεε. τηο<1ΐίγ, ίτΕηδίΕίε Εηά οδε, ίοτ ίΗε ροτροδε εχείοδίνεΐγ 
άείιηεεί Ηεΐονν (ίΗε “δρεεΐίιε Ροτροδε”), Εηγ Οορντΐ§Ηι λνΗΐεΗ ροδδΐΗΙγ 
Ηε1οη§ ογ πίΕγ Ηε §τεηίε<1 ίο ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε, ίΗε οδε οί ννΗΐεΗ πίΕγ Ηε 
τεςοεδίεά Ηγ ίΗε Οτεείί δίΕίε ίοτ ίΗε δρεεΐίιε Ροτροδε. ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε 
Ε^τεεδ ίο ετΕηί ίο ίΗε Οτεείί δίΕίε (ρτονΐεΐεεί ΐί ΐδ εηίΐΐ1ε<1 ιο άο δο οη<1ετ ίΗε 
θΕ\ν), επ ΐττενοεΕΗΙε, ηοη εχείοδΐνε Εηίΐ ίτΕηδίετΕΗΙε Ιΐεεηδε λνΐίΗοοί 
οΗΙΐ§Είΐοη ίο ρηγ τογΕίίΐεδ (ν/ΐιΗ ε π§Ηί οί ίοηΠετ Ιΐεεηδε), ίο εοργ, 
ΓερπχΠιεε, Γηο<1ΐίγ, ίτΕηδίΕίε Εηά οδε ίοτ ίΗε δρεεΐίιε Ροτροδε, Εηγ \νοτ1ίδ 
οροη λνΗΐεΗ εοργτΐ^Ηί εηη Ηε οΗίΕΐηεά Ηγ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε, ογ ίοτ λνΗΐεΗ ε 
οδε-εχρΙοΐίΕίΐοη Ιΐεεηδε Ηαδ Ηεεη §τΕηίε(1 ίο ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε, ^ετ ίΗε 
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άαίε οί ρΓεδεηί Οοηίταοί. ΙΓ €ορνπ§Ηΐ Ϊ5 ο\νηεά Ηγ α ιΗΐΓά ρατΐγ, ιΗε 
(ΤοηοεδδΐοηαΪΓε δΗο.ϋ ιίδε αΐΐ ΓεαδοηαΗΙε εηάεανοατδ ΐη οίάεΓ ίο οΗίαΐη ιΗε 
1ίοεη$ε αηάεΓ ίεπηδ ννΗΐοΗ ρεπηΐΐδ ίΗε ίτεε ΓορΓοάηοίίοη, ίταηδΙαΓΐοη αηά α$ε 
οί δαί^οοί οοργη^Ηί Ηγ ίΗε ΟοηοεδδΐοηαΪΓε ογ ίΗε ΟΓεεΙτ 5ί3ίε Γογ ιΗε 
δρεοΐίΐο Ραιροδε. 

“δρεοΐίΐο Ρατροδε” ΐδ ίΗε άεδΐ§η, οοηδίηιοΐΐοη, οοηιρίεΐΐοη, οοιηιηΐδ 5 ΐοηΐη§, 
πιαΐηίεηαηοε, ορεΓαίΐοη, ιηαηΕ§ΐη§ αηά/οΓ άενείορπιεηΐ οί ιΗε Μείτο Ηγ ιΗε 
ΟΓεεΗ δίαίε ογ Ηγ αηγ ΡιιΗΙΐο δεηήοε ογ Ηγ αηγ εηίίίγ ννΐίΗ ννΗΐοΗ ίΗε Οίεείί 
δίαίε Ηαδ εηίεΓεά. ίηίο α άενείοριηεηΐ οοηίΤΕοί ίη ΐΗαί τεδρεοζ ογ Γογ αηγ 
οίΙιεΓ ρυτρο$ε ΙΐηΙίεά ίο ίΗε ΡΓθ]εοΐ εΓιογ ίΗε εηά οί ίΗε ΟρεΓαίΐοη Ρεήο(1, ογ 
αίΐεΓ ίΗε ΙεππΐηΕίίοη οί ίΗε Οοηίταοί, Εδ ννεΐΐ Εδ ίοΓ αηγ οϋιεΓ ριυροδε ΙΐηΗεά 
ίο ίΗε Ρπ^εοΐ. Ιί ΐδ εχρΓεδδΙγ Ε£τεεά, ΐΗαί ΐη Γείαιΐοη ίο ίΗε Γθ11ΐη§ δίοοΗ, οηά 
ίΗε δΐ§ηα1ΐδαίΐοη, αυΐοπιαίΐοη, ίεΐεοοιηιηυηΐοαίΐοη, ροννεΓ δίίρρίγ δγδΐεπίδ 
Εηιΐ ΐΐοΗείδ ΐδδυΐη§ / οαηοείΐΐηβ δγδΐεπίδ, ίΗε δρεοΐίις Ρυφοδε ΐδ Ιΐπιΐίεοί ίο 
ίΐιε ορεΓΕίΐοη, ιηΕΐηίεηαηοε, τερΕίΓ οί ίΗε δΕπιε Εδ ννεΐΐ Εδ ίο ίΗε ρεΓδοηηεΙ’δ 
ίΓΕΪηίη§. 

24.5 ΊΠιε ΟίεεΗ δίΕίε αηά ιίιε ΟοηοεδδΐοηαΪΓε α§τεε ίο ρίερΕτε ογ ρεΓίοπη ογ 
εηδίιτε ίΗε ρΓοραταποη οί ιίιε άαϊα, άοοιυηοηΐδ ηεεάεά, είο., οηά ίο ίαΠε ε11 
ηεοεδδΕτγ Εοίίοηδ ίο ιηαΠε ίΗε ρΓονΐδΐοηδ οί ρίεδεηι απιοίε οοπιε ΐη ίο ίοΓοε. 

24.6 ΤΗε Οαηοεδδΐοηαΐτε δΗαΙΙ οοπιρεηδΕίε ίΗε ΟίεεΗ δίαίε οηά αην ραΗϋο 
εηίεΓρπδε ίοΓ Εηγ Ιοδδ, οοδΐ, εχρεηδε ογ άαιπΕβε ίΗεν ννΐΐΐ ίηουτ ογ ίΗεν ιηΕγ 
δΐΐδίαΐη &οπι Εηγ οΐαΐιη, άεπίΕηά. τεςυεδί Εηά ρΓοοεάιίΓε 3§3ΐηδί ίΗεπι, άυε ίο 
Εηγ ΗγοεοΗ οί Οοργη§Ηί τείειτεά ίο ΐη απιοίε 24.4.1. ΗεΓεΐη. 

Ιη ΟΕδε οί οΐαΐιη Γαΐδεά α^αΐηδί ίΗε Οιεείί δίαίε ογ ε ρυΗΙΐο επίειρήδε ννΐίΗΐη 
ίΗε £ταΓηε\νοΓΗ οί ρΓεδεηί Οοπίταοί Γογ νΐοΐαίΐοη οί Οορνη§Ηι (ογ ΙηάαδΐηΕΐ 
Ρίορεπγ ΙΤΐβΗϊδ) οί α ίΗίίά ρατίγ, ιΗε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε δΗαΙΙ Εδδΐδί ίΗε Οίεείί 
δίαίε ογ ίΗε ρυΗΙΐο εηίειρπδε Εηά δΗαΙΙ ραν ίΗε οοπιρεηδαΗοη ροδδΐΗΙγ 
αά_)ΐιάΐθ3ΐεά ίο ίΗε ιΠΠά ραΠν, ρΓονϊάεά ίΗε ΟίεεΗ δίαίε δΗαΙΙ ΐηίοπη 
ίπιιηεάίΕίεΙγ ίΗε Οοηοεδδίοηαΐτε ΐη ννπιΐηβ Γογ ίΗε οΐαίιη Γαΐδεά α§αϊηδί ΐί αηά 
δΗαΙΙ ΗιτηΐδΗ ίο ίΗε Οοηοεδ’ίΐοηΕΪΓε αΐΐ ϊηίοπηΕηοη ηεεάεά, Εδ ννεΐΐ αδ αηγ 
ΓεαδοηαΗΙε αδδΐδίαηοε. 


Ιη ΟΕδε οί οΐαΐπΐδ ΓΕΪδεά Ε§αΐηδϊ ίΗε ΟοηοεδδΐοηαΪΓε Γογ ΟοργτΐβΗί (ογ 
Ιηάιΐδίπαΐ ΡΓορεΠγ ίϋ§Ηΐδ) ΐηίηηοειηοηΐ Ηγ ίΠίΓά ραπΐεδ, ιΗε ΟοηοεδδΐοηαΪΓε 
πιαγ, αΐ ΐίδ οννη εχρεηδεδ, εΐιΗεΓ 


α. πιοάΐίγ ιΗε οοηίεηίδ οί ίΗε ^ορνπ§Ηί (ογ Ιηάαδίτΐαΐ ΡίορεΠγ Κά^Ηίδ) δο 
αδ ίο ίεπηΐηαίο ίΗε νΐοΐαίΐοη οί ιΗε ιΗΐΓά ραπγ-’δ π§Ηίδ, ογ 


Η. ΕΓΓαηεε ιΗαι ίΗε ΟΓεεΗ δίΕίε ΐδ ρταπίοά ε Ιΐοεηδε ίο οοηίΐηυε ΐΗεΪΓ αδε. 


ΤΗε ρΓονΐδΐοηδ οί ρΓΟδοηί απιοίε δΗαΙΙ τειηαΐη ίη ίοΓοε ενεη αίίεΓ ίΗε 
ίεπηΐηαΐΐοη ογ εχρίίαιΐοη οί ίΗε ρίεδεηί Οοηίταοί, ννΐΐΗουί ϋιηΐΐΕΐΐοη |θί ίΐιηε. 


24.7 
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24.8 Εαοΐι οοηΐΓ3θΙΐη§ ρατίγ δίιηΐΐ τειη&ίη Ιίιε οννηεΓ οί ΐΐ 5 οννη ΟοργτΐβΕί (βηά 
Ιηάαδίήιΐ ΡΓορεΠγ Κΐ§ίιΐ5) ίη Γείαΐϊοη Ιο Ιίιε Ρπ^εοΐ. 


25. ΙΝϊΌΚΜΑΤΙΟΝ ΑΝϋ ΚΕΡΟΚΤΙΝΟ ΟΒΕΙΟΑΤΙΟΝ5 

25.1 ϋιΐΓΪη§ Ιίιε ΟοηδΙτηοΙΐοη 3η(1 ΟρεΓΕίΐοη Ρεπού, Ιίιε Οοηοεδδίοηηΐτε δίιαίΐ 
ήιτηϊδίι Ιο ΐΗε δεΓνΐοε Λε ηεοεδδατγ άοουιηεηΐδ αηά ίηίοΓπιαϋίοη τεΐαύνε Ιο 
Ιίιε ρΓθ)εοΙ. 

25.2 ΤΗε &ρρΓον&1 οί Ιίιε δεΓνΐοε δΜΙ ηοΐ τεΐε&δε ιίιε (Ζοηοεδδΐοηβΐτε Ιτοπι ϊΐδ 
ΓεδροηδΛίΙϊΐίεδ ατΐδΐη» οαΐ οί Ιίιΐδ Οοηΐταοί, ηεΐΙίιεΓ οοηδίίΐιιίεδ ίη 3ηγ νν&γ 
αοοερίαηοε οί ιίιε δηίίίοΐεηογ ογ αοοιιταογ οί 3ηγ άαΐ&, αηίεδδ Ιΐιεδε άαΐα 
οοηδίΐΐιιΐε οοπιρίίαηοε οί Ιίιε Οοηοεδδίοηηίτε Ιο Ιίιε χντΐιίεη 5 υ§§ε 5 ΐΐοηδ οί 
Ιίιε δεηάοε, άεδρΐΐε ώε Οοηοε55Ϊοη3Ϊτε\: ριάοΓ ν/τΐΐΐεη οί^εοΐΐοηδ. 

25.3 Οιιτΐη§; εχεοαίΐοη οί Ιίιε ν/οΛδ, Ιίιε Οοηοεδδΐοηηΐτε δίΐ3ΐ1 ρΓονΐάε ιίιε 
δεΓνΐοε Λνίΐίι ΕοοαταΙε 3η (1 οοιηρίείε ϊηίοπηαΐΐοα Γε§3Γ(ϋη§ ώε ν/οΛδ 3η ά 
Ιίιε ενεηΐδ αίϊεοΐΐη^ Ιΐιεΐτ εχεοαίΐοη. 

25.4 ΤΙιε Οοηοεδδΐοη&ίτε δίιηΐΐ ίιηιηεάΪΕίεΙγ τείεΓ Ιο Ιίιε δεΓνΐοε αΐΐ ενεηΐδ Ιίιαΐ 
αίίεοί ογ ιηΐβΐιΐ ηίίεοί ιίιε εχεοαίΐοη οί Ιίιε ννοΓίςδ. 

25.5 Οατΐη§ Ιίιε (ΓοηδΙταοΐΐοη Ρεποά, ηηά Ιίιε Ορεταΐΐοη Ρεηοά, ιίιε 
Οοηοεδδΐοη&ΐτε δίιηίί ήιτηΐδίι Ιίιε δεηάοε ννΐΐίι ηίί ηεοεδδητγ ϊηίοπηαΐΐοη. ΤΗε 
Οοηοεδδΐοηαΐτε δίιηίΐ αρά&Ιε Ιίιε Ρΐηαηοΐηί Ρί&η οί Αηηεχ 3 31 ΙεηδΙ οηοε ροΓ 
οαίεηίΐΕΓ γεητ, Ι&1άη§ ΐηΐο οοηδΐάεΓΕίΐοη Ιίιε γοεΙ οοηάΐιΐοηδ οί Ιίιε ρεποά 
ίο11ο\νΐη§ Ιίιε ρΓενΐοαδ αρίίαΐΐη§ (ανεΓ3§ε αηηα&1 νηπΕίίοη οί Ιίιε §εηεΓα1 
ΐηιίεχ οί οοηδααιεΓδ’ ριΐοεδ, ίηίΐαΐάοη ΐηάεχ (ΕΙάΚ 15) ίοΓ ΕΟυ, οαιτεηογ 
εχοΗοη^ε Γ3ΐεδ εΐο.). ΤΕε Είηηηοΐαΐ Ρ1&η 35 αράαΐεά 3000Γ(ϋη§ Ιο Ιίιε Είχονε, 
δίιαίί Εε ηοΐΐίϊεά Ιο Ιίιε ΟΓεεΙί δΐ3ΐε 3ηά δίιαίί βε 3ΐΐ3θΕεχί ίιοΓεΐη 35 Αηηεχ 3. 

25.6 Γίηάηοίαΐ ΚεροΓίδ 

25.6.1 δαβπάδδΐοη οί Αηηαηί Ρΐηαηοίηΐ δΐ3ΐεπιεηΐ5 3η(1 ίΙεροΠδ 

ΤΙιε (Γοηοεδδΐοηηΐτε ηηάειίΕΐίεδ ΐΕε οβϋβΕίΐοη Ιο δαβπιΐΐ Ιο ιίιε ΟΓεεΙί δίαίε 
ννΐιίύη οηε ΗαηίίΓείΙ 3ηά εΐ^Ηΐγ (180) άηγδ &οηι Ιίιε εηά οί εαοίι Γιηοηοΐαΐ 
γεατ: 


ί. ϊΐδ 3ηηα3ί Πηοηοίαί δΐηίειηεηΐδ ννίιΐοίι ϊηοίαάε βηίαηοε δΗεεΙδ, Γιηηηοίηΐ 
γεητ τεδαίΐδ, αικί ηηαίγδΐδ οί ηεΐ άϊνΐάεηάδ οοΐΐεοΐεά βγ ώε 
5ίΐ3τεΚο1(1εΓ5; 

ϋ. Ιίιε τεροη οί Ιίιε ααάΐΐΟΓδ οη Ιάε ίίηαηοΐαί δίαΐεπιεηΐδ, ννίΐίι ΐΐχείί 
ροδδϊΕΙε οοπττηεηΐδ ; 
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Κι. τεροΓΐ - δίΕίεπιεηΙ ίοΓ Λε Γιηαηοϊαΐ δοιηχεδ Εηά Λε άΐδροδΕί οί 
Γεδουτεεδ ΐη Εεεοπί&ηεε \νΐΛ Λε δΕπιρΙε αδεά 5γ Λε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε ; 

ίν. Λε υράΕΐεά ΕυΛίεά ΡϊπεποϊεΙ ΡΙεπ. 

25.6.2 5αίιιηΐδδϊοη οί οΛεΓ Κ,εροΓίδ ογ ΙηίοπηΕίΙοη ΡεΓε 

ΊΠιε ΟοηοεδδίοηΕΐτε υικΙεΠΕ^εδ Λε ο51ΐ§Είΐοη ίο ΛτηΐδΗ Λε ΟΓεεΙί δίΕίε 
Λε πΐΕηΕ§Λ§ Ε<χουηΙδ, \νΐΛΐη δΐχίγ (60) άαγδ &οηι Λε Ιδί οΠεπιιεγυ 
αηά Ιδί οί Μγ οί εΕοΗ γεΕΓ, ΕοοοπιρΕηΐεά 5γ Εηγ ηοίεδ ογ οοπυηεηΐδ. 

Ιίιε Οοηοεδ3ίοηΕΪτε ιιηάεΓΐ&Ιίεδ Λε ο51ΐ§Είΐοη ίο ίίιπιΐδίι ίο Λε ΟΓεεΙί δίΕίε 
ογ Λε ΕατορεΕπ (ΤοιηπιΪ35Ϊοη Εηγ ΠπεποϊεΙ ίηίοπη&ιΐοη Εηά (ΙεΙε ννΐιίοΐι ΐί 
ΙΐΕδ 5εεη Γεςαεδίεά ίο §ΐνε Λ ΕοοοΓάοικε \νΐΛ Λε ίεπηδ οί Λε ΡΛεποϊεΙ 
Α§τεειηεηΐ5 (δυοΗ Εδ ρεΓοεηίΕ§εδ οί οονεΓΕ§ε οί 1 οεπ 3 αηά Εΐηοιιηίδ ίη Εηγ 
τεδεΓνε Εοοοιιηί ίοΓ Λε ΓερΕγπιεηί οίΙοΕηδ). 

ΤΙιε ΟοηοεδδίοηΕΪτε δΗΕΐΙ ίητηΐδΗ ίο Λε ΟΓεεΙί δίΕίε ε τεροΓί οί ίίδ Εοίΐνΐίΐεδ 
ίοΓ Λε ρΓεεεάεηί γεΕΓ αηιΐ ε ΡϊπεποϊεΙ εικ! 5υδίηε55 5ικ1§εί ίοΓ Λε ηεχί γεΕτ. 

25.6.3 Αικίΐίδ 

ΤΗε ΟοηοεδδίοηΕΐτε αηάεΓίΕΐίεδ Λε ο^ΙϊβΕίίοη (ο Ηίτε επ ίικίερεηϋεηί 
επΛϊΛ§ εοΓηρΕηγ, οί επ ϊηίεπίΕΐΐοηΕΐ τεραίΕΐίοη, ννίικΛ ννϊΐΐ τενίενν Λε 
Εοεοαπίδ οί Λε (Ροηοεδ5ΪοπΕΪΓε επ<3 35ε11 ρΓερατε ε τεροη, ε δοπυτίΕΓγ οί 
νΛί(Λ ννάΐΐ 5ε βΐνεη ίο Λε ΟΓεεΙί δίΕίε. 

Τ5ε ΟΓεε^ δίΕίε ίδ εηίίίΐεά ίο Είκϋί Εί ίίδ ο\νη εχρεηδε 5 Λε 5οο1νδ Εηά 
ΡϊπεποϊεΙ δίΕίετηεηίδ οί Λε (Γοηοε55ίοηΕΪΓε, εϊΛεΓ \νίΛ ίίδ ρείδοηηεΐ ογ 
Λ του§5 Επ ώ(1ερεη(1εηί Εΐκϋήη§ οοπιρΕηγ, ρΓονΐάεά Λε 5 ε Είκϋίδ ννϊΐΐ 5ε 
ίιτηεΐγ ηοίΐΡιειΙ ίο Λε ΟοηοεδδΐοπΕΐΓε επ(1 35ε11 5ε ρεΓίοιτηε<1 Εί ιϊτηε 
ϊηίεΓνΕΐδ \ν5ίο5 <3ο ηοί. ΐιηρείΐε Λε τε§υΐΕΓ ήιηοΐϊοπΐη§ οί Λε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪτε. 


26. (ΓΟΝΓΙϋΕΝΤΙΑΕΠΎ 

Τ5ε ΡΕτίϊε5 Ετε ηοί 5οηη<1 5γ οοηΡιάεηίΪΕΐΐϊγ ο51ΐ§Εΐΐοηδ ννΐΛ τεβΕίά ίο Λε 
ί\ΐΓτιΪ35ίη§ οί είειηεηίδ επ< 1 ΐηίοππΕίΐοη ΓείΕίΐνε ίο Λε Ρπ^εοί. ΤΗε 
ρπηοΐρίεδ εικ! ρΓΕΟίΐοε ίοΐΐοννεά ΐη οοηϊτΕοίδ Γογ δυοίι ρΓο]εοί5 δΚαΙΙ Ιιον/ενεΓ 
5ε ΓεδρεοΙεά. 

27. ΑδδΙΟΝΜΕΝΤ ΑΝϋ δΕΟϋΚΙΤΥ 
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27.1 Ουτΐη§ Λε ννΐιοίε ρεήο<1 οί Λε Οοηεεδδϊοη Οοηίταεί, Λε Οοηοεδδϊοηαΐτε 
δΗ&ΙΙ 6ε εηύΐΐεά &εε1γ αηά ννίΛοαί αηγ ΙϊιηϊίαΙϊοηδ, Ιο αδδϊ§η ίη νΛοΙε ογ ΐη 
ρ&Λ ίο Λε Εεηάετδ, αηγ οί ίίδ η§1ιί5 Σϋίδίη§ ΠετειηκΙεΓ αη<1 Λε π§Κί ίο 
εοΐΐεεί Λε τενεηηεδ ίτοιη Λε ύεΐίεΐδ αηά Λε Ρείίεΐδ 1 δίΛδϊάγ οί ατίϊείε 15 
ΙιεΓεϊη αηά Λε τενεηαεδ &οηι Λε οΛετ εχρίοϊίαίϊοηδ οί ίΐιε Ρπ^εεΙ οί αιΐϊείε 
3.1.3.4. ΙιεΓεϊη. 

27.2 δηοΐι αδδί§ηιηεηΙ δΐιαίΐ ϊ>ε ρετίοπηεά \νϊΛ α ρήναίε άοεαιηεηΐ οχιά δΗαΙΙ 
βεεοιηε να1ϊ<1, επίοτοεαΛε αηά 6ιηΛη§ ίοΓ ίΐιε Οτεε1< δίαίε αροη ηοϋιΓιεαίϊοη 
ίο Λε δίαίε οί αΐΐ άοευιηεηΐδ τεΐεναηί ίο Λε αδδϊ§ηπιεηΙ. 

27.3 Αδ ίοΓ Λε τεδί, Λε ρΓονϊδΐοηδ οί ατΐϊοΐεδ 4 αη<1 6 οί ίανν 4694/1930 δΐιαίΐ 6ε 
αρρ1ϊεα61ε Λ Λίδ Οοηίταεί ίοο, ίοΓ ϊίδ ν/ΐιοίε Λιταϋϊοη. 

27.4 Ουηη§ ρετίοπηοηοε οί Λε Οοηίταεί, εχεεηίϊοη οί Λε \νΗοΙε ογ ρατίδ οί Λε 
ΡΓθ]εεί 6γ Λε ΟοηδίηιεΙοΓ ογ Λε ΑώηϊηϊδίΓαίοΓ ογ Λεϊτ δίΛεοηΙταοΐοΓδ αδ 
δρεοϊίιεαίΐγ ρτονίοΐεά ίοΓ ίη ατίϊείε 10 ΙιεΓεϊη, δ6α11 ηοί 6ε αοηδΐάετεά 
αεεοτΛηβ ίο Λε ρΓονϊδΐοηδ δεί οηί 6ετεϊη αδ αδδϊ§ηιηεηΐ οί Λε Ρτο^εί ογ 
δίΛδίίίυίϊοη οί Λε Οοηεεδδϊοηαϊτε, ενεη ϊί Λε α6ονε 6ανε ιηοΛίϊεά ΛεΪΓ 
εοηιραηγ δίπιοίητε ογ εχραηάεά Λεϊτ ρατίϊεϊραίϊοη ογ ιηεΓ§εί1 ν/ϊΛ οΛεΓ 
εηίϊίίεδ ογ ίοπηεά α ΙοΛί νεπΐπτε ννϊΛ αηοΛεΓ εηίίίγ. 

27.5 \νϊΛοαί ρτε^Λεε ίο Λε ρΓονϊδΐοηδ ΙιεΓεϊη, εαε6 πιεπΛετ οί Λε Οοηδίηιείοτ 
ιηαγ αδδϊ§η ίο α δα6δϊΛατγ εοηιραηγ, ρατΐ ογ νΛοΙε οί ίίδ ιϊ§6ίδ αηά 
ο61ϊ§αίϊοη5 αηάετ Λε Οοηδίηιείϊοη Οοηίταεί. δαο6 αδδϊ^ηπιεηί ϊδ οηΐγ 
ροδδΛΙε ΛιΛετ ίο Λε ρποΓ εοηδεηΐ οί Λε Οτεείί δίαίε νΛϊεΗ Λε ΙαίίεΓ δ6α11 
ηοί αητεαδοηαΒΙγ άεηγ. δαεΗ αδδϊ§ηιηεηΙ δ6α11 6ε να1ϊ<1 αροη ίίδ ηοΐίίιεαϋϊοη 
ίο αΐΐ τεΐεναηί Ρατΐίεδ. 


28. ΟΗΑΝΟΕ ΙΝ ΕΕΟΙ5ΕΑΤΙΟΝ 

28.1 Α 01ιαη§ε Λ Οιητεηί Εεβϊδίαίϊοη, νΛϊεΗ τεδίιΐίδ Λ Λε αρρίϊεαίϊοη οί, 
ρατα§ταρ6δ 28.2. αηά 28.3. Λαί ίοΐΐονν, δ6α11 6ε εοηδίάετεά αδ οηε \ν6ϊε6: 

28.1.1 ιηαΐεΓΪαΙΙγ αηίΐ α<Ινετδε1γ αίίεοίδ Λε άεδϊ^η αηά εοηδΐτυείϊοη οί Λε ν/οΛδ, 
1>γ ηαεαηδ οί αη ΛεΓεαδε οί Λε εοδί, 

28.1.2 πιαίεπαΐΐγ &ηά αίΙνεΓδεΙγ αίίεείδ Λε ΟρεΓαίϊοη αηά ΜοΛίεηαηεε εοδί οί Λε 
Μείτο, ογ 

28.1.3 εΓεαίεδ πιαίεΓΪαΙ ΛδεΓΪιηίηαίϊοηδ α§αϊηδί Λε Μείτο ηδετδ αη<ί/θΓ Λε 
Οοηεεδδίοηαϊτε αηΛοτ α@αΛδί αηγ εηίϊίίεδ εχρ1οϊίϊη§ δίπυΐατ ίταηδροΓΐαίϊοη 
πιεαηδ Λ Οτεεεε Λ §εηεταΙ, 
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28.1.4 πκχΐίίγ ηιηίεπηίΐγ Ι±ιβ ί4χ 1εβΪ5ΐ3.1ΐοη ν/ίί5 ιΗε εχοερίίοη οί ίηεοπιε 14Χ 
Ιεβϊδί&ΰοη, ρΓονϊίΙεά ώηΐ 4ηγ ηκχϋίϊοηΐίοηδ οί ί5ε 54ΐηε 5ο ηοί 4ίίεοΐ 
δρεοίίΐοηΐΐγ ί5ε δρεοίίιο ίτ4η5ροΠ4ίίοη πιεαηδ ογ 15ε δρεοίίιο ΡΓθ)εοΙ. 

28.1.5 Μοάίίγ ηΐΒίεπαΙΙγ αηά 4<3νεΓδε1γ ΐ5ε Οιητεηί ΕεβίδΐΗίίοη Γεΐ4ίίη£ ίο 
οηιτεηογ εχοΗ&η§ε οοηίτοΐδ ογ εοηίτοΐδ οη &ιιγ ίΓαηδίεΓ οί ίυικίδ Γείαήηβ ίο 
ί5ε ρΓθ)εεί. 

28.2 Ρογ 45 1οη§ 45 ί5ε ρΓοάυοίίοη αικί δυρρίγ οί εΐεοίτίοίΐγ ίδ οοηίτοΐΐεά ρπείη§ 
ννίδε 5γ ίΐιε ΟίεεΙί δί4ίε, 4 πίΕίειΐαΙ ο5αη§ε οί ί5ε ρποε οί εΐεοίηοίΐγ 45 
άείιηείΐ ιη Αηηεχ 3, δΗ&11 αΐδο 5ε οοηδίάεΓεά 45 4 05αη§ε ΐη Οιιιτεηΐ 
Εε§ίδΐ4ίίοη 5ήη2ίη§ 45οαί ί5ε οοηδεςυεηοεδ οί ηττίοίε 28.1.2 5εΓείη. Αη 
ίηοΓε&δε οί ί5ε ρποε οί εΐεοίτίοίίγ εχοεεάΐη§ ί5ε εδθ4ΐ4ίίοη οί 4Γΐίο1ε 6.5.2 
ΙιεΓείη, δΐιηΐΐ 5ε οοηδίάεΓεά 45 4 ιηαίοηηΐ ο54η§ε οί ΐ5ε 4βονε ρποε. 

28.3 ΙΙηάεΓ 15ε 4βονε εΪΓθΐιιη5ΐ4ηοε5, ίί ί5ε €1ΐ4η§ε ίη Οιιττεηί Εε§ί5ΐ4ΐίοη οοοατδ 
5είθΓθ ί5ε ΟρεΓ4ΐίοη ϋ4ΐε, ί5ε άεπίϋίηεδ άείΐηεά ίη ητίίοΐεδ 7 4η5 8 αη(1 ί5ε 
(Γοηοεδδίοη Ρεήο5, 55411 5ε εχίεη5ε5 ίοΓ 4 ρεήοά εςιΐ4ΐ ίο ί5ε 5εΐ4γ 
ρΓονοκεά οη ί5ε οπίίοηΐ ραίΐι οί ί5ε Τίιηε 5ε5ε(1ιι1ο οί ΐίιε νν οΓίνδ 45 15ε 
54ΐηε ίδ ιιράηΐείΐ ίτοιη ΐηηε ίο ΐίιηε 45 4 τεδίιΐΐ οί ί5ε ΟΗηηηε ίη ί5ε (Γιητεηί 
ίε§ίδΐ4ήοη ηηά ί5ε Οτεεί; δίηΐε δΗαΙΙ οοπιρεη54ίε ί5ε (3οηοε5δίοη4ίΓε ίοΓ ί5ε 
Ροδίίίνε 04ηΐ4§ε5 ίη ΓείΗίίοη ίο ΐ5ε άεδίεη, οοηδίηιοίίοη, ορεΓ4ίίοη 4η<3 
ιηηίηίεηηηοε, ίοΓ αηγ 4<1<ϋίίοη4ΐ εχρεηδεδ οί ΐίιε (ΙοηοεδδίοηαίΓε 4η5 
455ίηοη4ΐ ίϊη4ηοίη§ 0Γ/αη<1 1θ4η εχρεηδεδ, 45 4 τεδίιΐί οί δυο5 ^54η2ε ίη 
Οιητεηί Εε£Π5ΐ4ίίοη. 

28.4 1ί ι5ε 01ί4η§ε ίη Οιητεηΐ Εεί>ί5ΐ4ΐίοη οοοιιτδ 5ιιηη§ ί5ε ΟρεΓ4ίίοη Ρεποά, ί5ε 
Οίεείί 5ί4ίε δΗηΙΙ οοηιρεη54ίο ί5ε (Τοηεο55ίοη4ίΓε ίοΓ ίίδ Ροδίίίνε θ4ΐη4§05 
ίη τεΐ4ήοη ίο ί5ε 45ονε ο5ηη§ε (ηδίη§ ί5ε Ρίη4ηοΪ4ΐ Ρΐ4η 45 4 545ε οί 
Ο4ΐουΐ4ίίοη). Ιη εηεΗ 04δε, ί5ε δΐιπίδ ρ4γ451ε αηάεί 28.2 4η5 28.3 55411 5ε 
ρ4ίά 5ν 15ε 5ί4ίε \νίί5ίη Γννεηίγ οηε (21) 54ν5 ίτοιη ί5ε εη5 οί ίΐιε 04ΐεη(ΐ4Γ 
ιηοηΐΐι 5ιιηη§ νν5ίο5 15ε οοιτε5ροη<ϋη§ δΐιπίδ \νεΓε ρ4γ451ε. Ιη οαδε οί 4 
άίδρηΐε, 45 ίο 4ηγ δηοΗ αιηοιιηΐ, ί5ε ηΐ4ίίεΓ 55411 5ε Εάάτεδδεά ιο ί5ε Ρ4ηε1 ίη 
4οεοΓ<ΐ3ηοε λνίίΐι ί5ε άίδρηίεδ Γεδοΐιιίίοη ρΓοεεάυτε οί 4Γίίο1ε 38 αηά 39 
5είείη, \νίί1ιίη ίϊίίεεη (15) άηγδ ίτοιη ί5ε ηοΐίίίθ4ίίοη οί ί5ε άίδρυίε ίο ί5ε 
οί5εί ρ4τΐγ. 

29. ΤΕΚΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΓ ΤΗΕ εΟΝΤΚΑΟΓ ΒΥ ΤΗΕ 
ΟΟΝΟΕ85ΙΟΝΑΙΚΕ 

29.1 υηίεδδ ούιεηνίδε ρΓονίάεί! ίοΓ ίη ί5ε €οηίΓ4θί ί5ε οηΐγ τε45οηδ ίοΓ 
Ιεπηίη3ΐίοη άιιε ίο ί5ε άείηιιΐί οί 15ε Οίεείί 5ί4ΐε 4τε ί5ε ίο11ο\νίη§: 

29.1.1 ίηίΐατο ίο ^Γ4ηί ίο ί5ε ΟοηοεδδίοηηΪΓε ίΐιε πηΚίδ οί 4Γίίε1ε 5 ΙιεΓείη, ννίΐΐιίη 
ί5ε άε4(11ίηε5 ρΓονίάεά ίοΓ 5γ ί5ίδ ατΐίείε 5. 
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29.1.2 ίαΐΐυτβ οίώε Οτεείί δί3ίε ίο ρηγ ίο ώε Οοηοεδδΐοηηΐτε ίΐιε ρηγτηεηίδ ώιε, ίη 
βοοοΓάηηοε ννΐώ ίΐιε ρτονΐδΐοηδ οί ατΐίεΐεδ 18.2.1 3η<1 18.2.2 Ιιετεΐη, ννΐίΐιϊη 
ίΐιε (Ιεαάΐίηεδ ρτονΐάείΐ Γογ ϊη ώεδε ατίΐοίεδ. 

29.1.3 ίαΐΐατε οί ώε Οτεείί δί3ίε ίο ώΐβΐ ϊίδ ο61ΐ§3βοηδ ρΓονΐάεά Γογ βγ ατίίοίε 
3.1.3. ΙιεΓεϊη, ογ δΐΐδρεηδίοη οί ώε οοηδίπιοήοη ογ ίΐιε ορεΓ&ίϊοη οί ώε 
Ρτο)εοί, ηοοοτώηβ ίο ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 18.1.5 ΙιεΓεϊη. 

29.1.4 βΓεαεΙι βγ ίΐιε Οτεείί δΐ3ίε οί ίίδ ηιαίεπαΐ οβίΐβηήοηδ, 35 3 τεδυΐί οί ννΚΐεΙι 
ώε Οοηοεδδΐοηηΐτε β&δ ηο ιηοεε )υδββε(1 ϊηίεΓεδΐ ίο οοηίΐηυε \νίώ ώε 
ρειΐοπποηοε οί ρΓεδεηϋ οοηίταοΐ. 

29.2 Ιη εαδε οί οοοηιτεηοε οί τεαδοηδ ίοΓ Ιεπηίη&άοη 35 ρεΓ ρ3ΐα§Γ3ρ1ΐδ 29.1.1 
βηά 29.1.3, ώε Οοηοε55Ϊοη3Ϊτε ηΐ3γ ηοήίγ ώε Οτεείί δίαίε ήεβηίη§ ώε 
βτεηοΐι οί ώε δώίε’δ ο61ΐ§3ήοη 3ηά ίη 035ε ώε άείααΐί ε&η βε τεπιεάίείΐ, ίί 
πι&γ τεςαεδί ίΐιε Οτεείί δίαίε ίο τειηεείγ ΐί \νΐώΐη 3 ρειίοά ηο δΐιοπεί ώοη 
ώτεε (3) ιηοηώδ ογ ννίίΐιίη 3 1οη§ετ ρεπού δεί βγ Ιίιε ΟοηοεδδΐοηδΪΓε. Ιί ϋιε 
3βονε (Ιείηιιΐί 03ηηοί βε τειηείΐΐείΐ ογ ΐί ί±ιε δβονε άεί3α1ΐ 03η Ι)ε τειηεώοίΐ 
βηί Ιίιε Οτεείί δί 3 ίε 1ΐ3δ ηοί Ι3ΐίεη ώε ηεεεδδ3τγ τειηείΐΐηΐ 3θήοηδ \νΐώΐη ώε 
ββονε ώηε Ιΐπύί, ώε Οοηοεδδΐοηηΐτε ιηηγ, >νΐώοιιΐ ρτε,ίικίΐοε ίο ώε 
ρΓονΐδΐοηδ ογ ατήοΐεδ 38 3ηά 39 Ιιετεΐη, ίεππΐη3ίε ώε ΟοηίΓ3θί, Ιογ ηοΟί/ιη^ 
ώε Οτεείί δΐ 3 ίε αηά ώε Β3η1ί Α§εηΐ ίη \ντΐΐΐη§. Ιη 035ε οί οοουιτοηοε οί 
τε 3 δοηδ ίοτ Ιεπηιηαίϊοη 35 ρετ ρ3Γ3§Γ3ρΗ 29.1.4, ώε οοηεε55Ϊοη3Ϊτε πΐ3γ 
ίεπηΐηαίε ώε Οοηίτηοί, ηοΐΐίγιη§ ίη \νπΐίη§ ώε Οτεείί δί3ίε 3η(1 ώε Β3η1ί 
Α§εηί, ρτονίίΐείΐ ώε Οοηοεδδΐοηηίτε Η35 άΐτεοίΐγ τείεττεά ώε πιηΐΙεΓ ίο 
3τώίΓ3ήοη, ίη ηοοοπίηηοε \νίώ 3Γίίε1ε 39 ννίώΐη 3 ύεηύΐΐηε οί ίοτΐγ (40) 
ά 3 γ 5 &οπι ώε εηά οί ώε 3ΐ>ονε ρεπού οί ώτεε (3) ηιοηώδ 3ηύ ρτονΐύεύ ώε 
ΑΛίΐΓ 3 ΐΐοη Οοιιτί 1ΐ3δ ύεοΐύεύ ώετε ν/ετε £Γουηύ5 ίοτ ΐεπιιίη3ΐίοη οη βείιαίί 
οί ώε Οοηοεδδΐοηηΐτε, 3οοοπϋη§ ίο ώε Οοηίτηοί. Ιη δαοΐι 035ε, ώε ρητίΐεδ 
δΗηΙΙ ιίδε ώείτ βεδί εηύεηνουτδ δο ώ3ΐ ώε ύεοΐδΐοη οί ώε ΑώΐΙτηβοη Οοιιτί 
ίδ ίδδΐιεά ννΐώΐη 3 ήπιε ΙΐπιΐΙ οί ώτεε (3) ηιοηώδ &οιη ώε τείετεποε οί ώε 
πΐ3ΐΙεΓ ίο δηεΐι οουΠ. 

Ιη ώε 03 δε οί οοουιτεηοε οί τεηδοηδ οί ίεπηΐηηΐΐοη, 35 ρετ ηβονε, ώε 
Γο11ο\νΐη§ ρΓονΐδΐοηδ δΐιηΐΐ ήε 3ρρ1ΐε3ΐ)1ε. 

29.3 Ιη ε 35 ε ώε Οοηίτηοί ΐδ ΙεπηίηηΙεύ ήγ ώε Οοηεεδδΐοη3ΪΓε ώιε ίο ώε 
οοοαιτεηοε οί οηε οί ώε τεαδοηδ οί ρ3Γ. 29.1 οί ρτεδεηί 3τίΐε1ε, ώε Οτεείί 
δΐ 3 ΐε 5 Κ 3 ΙΙ ραγ ίο ώε Οοηοεδδΐοηηΐτε 35 οοπιρεηδηβοη ώε Γο11ο\νΐη§ : 

α. ΤΙιε ηπιοηηίδ ύυε 3ηή ηοί γεί ρηΐύ βγ ώε Οοηοεδδίοηηΐτε ίο ώε 
ΟοηδίηιοίοΓ ογ ώε ΑώηΐηίδίταίοΓ οη ώε βηδΐδ οί ώε τεΐενηηί εοηίΓδοΐδ, 
ρποτ ίο ογ 35 3 Γεδίιΐί οί οτ ίη οοηηεείίοη \νΐώ ώε Ιεπηΐηηίΐοη. 
ΜοτεονεΓ, ώε 3πιοιιηΐ5 ύυε ηηύ ηοί γεί ραί<1 ήγ ώε Οοηοεδδίοηδήε ίο 
3ηγ οώετ ώΐΓά ρατίΐεδ οη ΐΗε ήαδίδ οί ώε τεΐενηηί οοηΠ·3θίδ, ρποτ ίο ογ 
35 3 τεδίιΐί οί ογ ΐη οοηηεείίοη Λνίώ ώε ίεπηΐηηίΐοη, ρτονίήοίΐ ώηί ώεδε 
οοηίτ 3 οΐδ ννΐώ ώίΓ<1 ρητΐΐεδ Κηνε ήεεη ηοίΐίιεά ίο ώε δετνΐοε <ϋτ.εοί1ν 



1648 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Είΐετ ίΚεΐτ 5Ϊ§ηαίιΐΓε 3η(1 ιΚεΙ ίΚε δετνίοε (ϋίΐ ηοί ΓΕΪδε Εηγ τεΕδοηΕΚΙε 
οΚ)εείίοη5 ννίιΚίη ίΚίΠγ (30) (Ιηγδ ίτοπι ίΚεΐτ ηοίίίϊοΕίίοη Γε§3πΕη§ 
ίΚεΐτ εοηιρΕίίΚίΙίΐγ ννϊίΚ ίΚε ΟοηίτΕοί αη<3 Γε§ατάίη§ Εην άίδοππιίηΕίΟΓγ 
ρΓονΪ5Ϊοη Ιο ίΚε άείηπιεηΐ οί ίΚε δίΕίε, ΐη ΟΕδε οί ίεπηίηΕίίοη ογ 
ίπίεττυρίίοη οΓ ίΚε ΟοηίτΕεί. 

5. ΤΚε Εΐηοιιηί οί ίΚε ΟοηεεδδίοηΕίΓε'δ Εςυίίγ \νΚίεΚ Κάνε Κεεη ίηνε$ίε<1 
ίη ίΚε ΡΐΌ_)εοΙ Καί Κάνε ηοΐ Κεεη Γεάεειηεςΐ γεί. 

ε. Α εοιηρεηδΕΐίοη 3<1εςιΐ3ΐε εηοιι&Κ ίο ρτονίάε ε τενεηαε οί ίΚε ραΐά 
δΗητε ΟΕρίίβΙ (Κ.ΟΕ) εςα&Ι ίο ίΚε εχρεεΐεΚ τενεηιιε οί ίΚε δΚατε 
ΟΕρίί&Ι, οΕίειιίΕίεά ννϊίΚ 3 ρΕδδεη^ετδ ίΤΕίίΐε οί ίοτίγ (40) γπϊΙΙϊοπ ρεΓ 
γεατ ογ ννϊίΚ ίΚε ΕείιίΕΐ ρ3δδεη§εΓδ ΙΤ3ίίίο ίί ίΚε ΐΕίίετ ίδ Κί§Κετ ίΚηη 
ίοτίγ (40) Γηίΐΐϊοη ρΕδδεη§εΓ5 ρετ γεητ. 

ά. Α εοιηρεηδΕΐίοη ΕάεςιίΕίε εηοη§Κ ίο ρτονίάε 3 τενεηυε (Κ.ΟΕ) οί ίΚε 
άτΕννη δυΚοΓάϊηαίεά Τοεπβ, εηυΕί ίο ίΚε εχρεείεά τενεηυε οί ίΚε 
δυΚοπϋηΕίεά ΚοΕΠδ εΕΐευΐΕίε(1 ννϊίΚ 3 ρΕ55εη§ετ5 ΙτΕίΓιε οί ίοτίγ (40) 
πυΐΐίοη ρεΓ γοΕΓ ογ ννϊίΚ ίΚε εοπιεΙ ρΕδδεηεετδ ίΤΕίίΐε ίί ίΚε ΐ3ίΐεΓ Ϊ5 
Κί§Κετ ιΚεπ ίοΓΐγ (40) πίϊΙΙϊοπ ρ355εη§εΓ5 ρεΓ γεΕΓ. 

Ιη ΕίΚϋίίοη ίο ίΚε ΕΚονε, ίΚε ΟτεεΚ δίΕίε 5 Κ 3 ΙΙ ρπν Ιο ίΚε ΚεηΚεΓδ εΙΙ 
Ετηουηΐδ ννΚίεΚ ατε άυε 3η<1 ρΕναΚΙε Εηά ηοί γεί ρΕίά ρτίοτ ίο ογ 35 3 τεδυΐί 
οί ογ ΐη οοηηεοίΐοη ννϊίΚ ίΐιε Οοηίπιεΐ’δ ΙεΓππηΕϊίοη οη ίΚε Κ35Ϊ5 οί ίΚε 
Ρΐη3ηοΪ3ΐ Α§τεεπιεηίδ. 

29.4 ν/ίιΚουί ρΓε]ικϋοε ίο 3τίϊς1ε5 38 Εηά 39 ΚεΓείη, 35 οί ίΐιε &ιγ ίΚε ΟοηίΐΕοί ΐ5 
ίεπηΐηΕΐεά, 3.11 ίΚε ΕΚονε ΕΐηουηΙδ Κεεοπιε ρΕνηΚΙε 3η<1 ίΚε ΟτεεΚ δίΕίε βΚεΙΙ 
Κ3νε 311 ίΚε τί^Κίδ οί ίΚε ΟοηοεδδίοηΕίΓε οη ίΚε ν/οτΚδ ογ 3Π(1 ίΚε Μείτο, 
δίίε, ΟοευπιεηΙδ, ΜονηΚΙε ΡτορειΤγ Εηά ίΚε οΐΕΪιηδ ίτοπι ΐη5ΐΐΓ3ηοε ροΐίείεδ, 
ίοΓ <ΐ3πΐ3§ε5 ίο ίΚε ρτο)εεί ννΚίεΚ Κ3νε ηοί Κεεη ΓεδΐΟΓεά Εηά ίΚε 
ΟοηεεδδίοηΕΪτε 5 Κε 11 Κε άερπνεά οί εΙΙ 5υεΚ η§Κί5 Ετίδίηβ οηί οί ίΚΐ5 
ΟοηΐΓ3θΙ 35 οί ίΚε δΕίηε ΕΚρνε (ΐ3ίε. 

ΤΚε ΟοηεεδδίοηΕίτε 5 Κ 3 ΙΙ ρ3γ ίο ίΚε 5ί3ίε ίΚε ϊηδίιτΕηεε εοπιρεη53ίΐοη5 ίί 
Κ35 τεοεϊνεά ίοΓ ά3ΓΠ3§ε5 ίο ίΚε ρτο)εεί ννΚίεΚ Κ3νε ηοί Κεεη ΓεδίΟΓεεΙ αηίΐΐ 
ίΚε (Ιηίε οί ίΚε ΐεπηΐηΕΓίοη. 

29.5 Ρτονίάείΐ ίΚε ΟτεεΚ δίΕίε 5 Κ 3 ΙΙ Κ3νε υπάετίΕΐςεπ ίΚε ίαΙΓιΙτηεηΐ οί 311 ίΚε 
ηΚονε οΚΙίβΕίίοηδ, ίΚε ΟτεεΚ δίΕίε 5 Κ 3 ΙΙ Κε εηίίίΐεεί ίί ίί ννίδΚεδ 50, ίο ηονηίε 
ίΚε Οοηδίηιείίοη ΟοπΙγεοΙ οί ίΚε ρτο)εοί, χνίιΗ ίΚε 53ΐηε ίεπηδ. ΤΚε 
ΟοηεεδδΐοηΕίτε 5 ΚεΙ 1 ίηείικίε 3 τεΙενΕηί ίεπη ίη ϊΚε εοιτε5ροη<ϋη§ ΟοηΐτΕεί 
ίΕεί1ίΐ3ϋίη§ ίΚε ΕρρΙίεΕίίοη οί ίΚε ΕΚονε ίεπη. 
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30. ΟΑΙΙδΕδ ΡΟΗ ΤΕΚΜΙΝΑΊΠΟΝ ΟΡ ΤΉΕ (ίΟΝΤΚΑΟΤ ΒΥ ΤΗΕ 
ΟΚΕΕΚ δΤΑΤΕ ϋΙίΕ ΤΟ ΤΗΕ ΟΕΓΑϋΕΤ ΟΡ ΤΗΕ 
ΟΟΝΟΕδδΙΟΝΑΙΚΕ 

30.1 Εχοερί οί5εΓ\νΐδο ρΓονΐάεί! ίοΓ ίη ί5ΐδ Οοηϋταοί 03ΐΐδ0δ ίοτ ίεπηϊηαΐϊοη, άυε 
ίο ί5ε άείηαΐί οί ί5ε (3οηοεδδΐοη3ΐτε, δ53ΐ1 5ε ί5ε ίο11ο\νίη§ : 

30.1.1 ΙηδοΙνεηογ οί ίΐιε (3οηοεδδΐοη3ΪΓε (εχοερί 3δ 3 τεδίιΐί οί πιεΓ§ΐη§ ογ 
ΓεοΓ§&ηΪ53.1ΐοη υπάετ Ιεπηδ νν5ΐο5 5&νε 5εεη βτδί αρρΓονεά. ΐη \νπίΐη§ 5ν 15ε 
Οτεείί δίηίε), υηίεδδ ί±ιίδ ενεηί ατΐδεδ 3δ 3 τεδηΐΐ οί ογ ΐη οοηηεοίΐοη \νΐι5 αη 
ενεηί ογ οΐτοιιηΐδΐ3ηοε ίοΓ νν5ιο5 ίΐιε (Γοηοεδδΐοηηΐτε ΐ$ ηοί ΙΐίώΙε υηάετ ι5ΐδ 
Οοηίτ&οί (ΐηοίικϋηβ ΡοΓοε Μ^εητε Ενεηίδ). 

30.1.2 Ρ3Ϊ5ιτε οί ί5ε Οοηοεδδίοη&ίτε ίο ραγ ίο ίΐιε ΟοηδίηιοίοΓ ογ ίΐιε Α(5ηΐηΐδίτ3ί0Γ 
ίΐιε απιουηΐδ άηε ίο ίΐιειη αηιΙεΓ ί5ε Οοηδίηιοίΐοη αη(1 ί5ε ΟρεΓ&ίΐοη ωκΐ 
Μαίηΐεηοηοε Οοηίταοίδ, εχοερί ίοΓ ί5ε 03δε \ν5ετε ί5ΐδ ί&ίΐιχτε οοουτδ 3δ α 
τεδίιΐί οί ογ ίη οοηηεοΐίοη ίο 3η ενεηί ογ οΐτουιηδίηηοο οί \ν5ΐο5 ί5ε 
Οοηοεδδΐοη&ΪΓε ΐδ ηοί 1ϊα51ε ηηάοΓ ί5ΐδ Οοηίταοί (ΐηο1ικϋη§ Ρογοο Μα]ευχε 
ενεηίδ). 

30.1.3 Αβ&ηιΙοηιηοηΙ, οί ί5ε ΡΓθ)εοΐ’δ άθ5Ϊ£η αηά οοηδίηιοίίοη, 5γ ίαιιΐί οί ί5ε 
Οοηοεδδϊοη&ΐτε ίοΓ 3 οοηίϊηιιοιίδ άιΐΓ&ίΐοη οί πιοΓε Λ&η ίΐιτεε (3) πιοηίΐΐδ ογ 
οί ί5ε ορεΓ&ίΐοη &ηά ιη&ΐηίεη&ηοε οί ί5ε Μεΐτο ίοΓ 3 οοηίϊηηοηδ άιιταίίοη οί 
πιοΓε ίΗαη οηε (1) χηοηΛ εχοερί ίοΓ ί5ε 03δε \ν5ετε δηο5 Ε5αη<1οηπιεηί 
οοοητδ 3δ & τεδίιΐί οί ογ ΐη οοηηεοίΐοη ίο 3η ενεηί ογ οΪΓθΐηηδί3ηοε οί ν/5ΐο5 
ί5ε Οοηοεδδΐοηαΐτε ΐδ ηοί 5351ε νηκίεί Ι5ΐδ Οοηίταοί (ΐηο1υίϋη§ ΡοΓοε 
Μ3)ειχτε ενεηίδ). 

30.1.4 Τ5ε ίαΐΐιιτε οί ίΐιε Οοηοεδδΐοηαΐτε ίο 3θ5ΐενε 3ήεΓ ί5ε δεοοηό γεατ οί 
ορεΓαίΐοη, 3η 3νοΓ3§ε πιοηΐΐιΐγ 3ν3ΐΐ35ΐ1ΐίγ ίοΓ 3ηγ γε3Γ οί ορεΓ3ίΐοη εηιΐ3ΐ 
ογ 5ϊβ5εΓ Ιΐΐ3η 0,98, ΐη δρΐίε οί ίΐιε Γερε3ίεά \ν3τηϊη§δ οί 15ο δίαίε, εχοερί ίοΓ 
15ε 03 δε \ν5ετε ί5ΐδ ίηΐΐιιτε οοοητδ 3δ 3 τεδίιΐί οί ογ ΐη οοηηεοίΐοη ίο 3η ενεηί 
ογ οΐτοιηηδίηηοε οί νν5ΐο5 15ε Οοηοεδδΐοη3ΪΓε ΐδ ηοί 1Ϊ351ε αηάετ ί51δ 
(Γοηίτηοί (5ιο1ικ1ΐη§ ΡοΓοε Μ3)ευτε ενεηίδ). 

30.1.5 Τ5ε ίηΐΐιιτε οί 15ε Οοηοεδδΐοηηΐτε ίο 3θ5ΐενε 3ίίθΓ ί5ε δεοοηά γεητ οί 
ορετηΐΐοη, 3η 3νεΓ3§ε πιοηΐ51γ 3ν3ΐΐ35ΐ5ίγ ίοΓ 3 ρετΐοά οί ίΐιηε οί δΐχ (6) 
οοηδεοιιίΐνε πιοηί5δ εςιιηΐ ογ 5ΐ§5εΓ ί53η 0,90, ΐη δρΐίε οί ί5ε τερεαίεά 
\ν3τηΐη§δ οί ί5ε δΐηίε, εχοερί ίοΓ ί5ε 03δε \ν5ετε ί5ΐδ ί3Ϊ1ιιτε οοοητδ 3δ 3 
τεδίιΐΐ οί ογ ΐη οοηηεοίΐοη ίο 3η ενεηί ογ οΐτοαιηδίηηοε οί \ν5ΐο5 ί5ε 
(Ζοηοεδδΐοηηΐτε ΐδ ηοί 1Ϊ351ε ιηκίεΓ ί5ΐδ Οοηίτηοί (ΐηοίικϋη^ ΡοΓοε Μ3)εατε 
ενεηίδ). 

30.1.6 (ΓοηΐΐηιιηΙΐοη οί ί5ε ορείηήοη οί ί5ε Μείτο ΐη 3 \νηγ \ν5ΐο5 δεήοαδίγ 
εηιΐ 3 η§εΓδ ί5ε δ 3 ίείγ οί ί5ε ιΐδετδ, άεδρΐίε ί5ε ννηίΐεη ίηδίηιοίΐοηδ οί ί5ε 
δεΓνΐοε ίο δΐΐδρεη(1 ί5ε οροΓ3ίΐοη οί ί5ε Μείτο 5γ ί3ΐι1ί οί ί5ε 
€οηοεδδΐοη3ΐτε. 
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30.1.7 


30.1.8 


30.2 


30.3 


Ήιε ϊτΕηδίεΓ οί δΗΕτεδ οί Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε 5γ ΐΐδ δ5Ετε5ο1ύθΓ5 Εηύ Λε 
ΓηούΐίΐοΕίΐοη οί" Λε (ΤοηοεδδΐοπΕΐχε’δ ΑτΐίοΙεδ οί ΑδδοοΪΕΐΐοη ΐη 5 γο3ο 5 οί 
Λε ρΓονΐδΐοηδ οί ΕΠΐοΙε 14 ΗεΓεΐη. 

ΒΓεαεΗ 5γ Λε (ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε ϋο πιεεί ΐΐ5 ιηαίεπ&Ι οοηίΓΕΟΐυΕί ο51ΐ§Εΐΐοη5, 35 
3 τεδίιΐΐ οί \νΚίε1ι Ιίιε ΟΓεεΙί δίΕίε 5 ε 5 ηο )ιΐ5ΐΐίϊεύ ΛΐεΓ05ΐ Ιο οοηΐΐηυε ννίτίι Ιο 
εχεοιιΐΐοη οί Λε (ΙοπΙγεοΙ. 


Οιιπη§ ιίιε ΟρεΓΕϋΐοη ρεπού, Ιίιε οηΐγ τεΕδοηδ ίοΓ ΙεπηΐηΕΐΐοη ιιηύεΓ ΐίιίδ 
ΕΛίεΙε, 5Ηε11 5ε Ιίιε οηε$ ύείΐηεύ ϊη 3ΠΐοΙεδ 30.1.1, 30.1.2, 30 1 3 30 1 4 
30.1.5,30.1.6 εικΙ 30.1.7. ' '' ’ 

Ιη ΟΕδε οί οεειιττεηεε οί ε ΟΕυδε οί ΙεπηΐηΗΐΐοη, Λε Οτεε1( δίΕίε πίΕγ ηοΐΐίγ 
Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, ΛνΐΛ 3 οοργ Ιο Λε ΒειΛ Α§εηΐ, ύεΐεπηΐηΐηβ ιίιε 1<ώύ οί 
Ιίιε ύείΕυΙΙ Εηύ ίη ΟΕδε Λε <3ε£αα1ΐ οεπ 5ε Γεηιεύίεύ, ϊΐ 55 ε 11 τεςυεδΐ Ιίιε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε Ιο (Ιο 50 ννίΛϊη ε ρεπού οί ηοι Ιεδδ ιίιαη Λτεε (3) πιοηΐίΐδ ογ 
\ νίι1ιϋι ε ^γοεΙογ ρεπού δει οαΐ 5γ ιίιε δίΕίε. Τ5ε ΐηίεηήοη οί Λε δίΕίε ίο 
ΐεπτήηΕίε Λε ΟοπΙγεοΙ, ΐη ΕοεοΓύαηεε \νιΛ ρ3Γ3ίΤΓΕρ5 30.4. οί Λΐδ απιοίε 
$5 ε 11 5ε ύεείΕτεύ Λ Λε δΕίηε ηοΐΐΓιε 3 ΐΐοη. 

1ί Λε 35ονε ύείΕΐιΙΐ οαηηοί 5ε Γετηεύΐεύ ογ ΐί Λε 35ονε ύείαιιΐΐ οεπ 5ε 
Γειηεύΐεύ, 5υΐ Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε 5αδ ηοΐ ΐΕ^εη Λε ηεοεδδΕτγ Εοιίοηδ ίη 
ΟΓύεΓ ίο τειηεύγ ΐζ ννύΛϊη Λε 35ονε ύεΕύΙΐηε, ογ ίί Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε 1ΐ35 
Ιηΐίεη Λε ηεοεδδΕτγ ΓοιηεύΐΕΐ Εοΐΐοηδ 5ιιΙ 535 353ηύοηεύ δΕίηε 3 ηύ ννιΛιη 
Γιήεεη (15) ύ3γδ ίτοΓη Λε ηοιΐίϊοΕίΐοη οί Λε 0Γεε5 δίΕίε ίοΓ ΓεΛδίΕίετηεηΐ 
οί δυε5 30ϋοηδ, ΐί 5 ε 5 ηοι τεδηπιεύ Λε ΓεηιεύΪΕΐ \νοτ1<5 ογ 535 ηοι Εύοριεύ 
ηενν ιηεΕδίιτεδ ώ ΟΓύει ίο τεηιεύν Λε ύείΕυΙι, ογ Λε 5εηύεΓδ 53νε ηοι 
εχεΓοίδεύ Λεϊτ π§5ΐ Ιο δίΛδΐίηιΐε Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε, Λ ΕοοοπίΕηοε ννίΛ 
ΕΠιεΙε 32, Λεη Λε Οτεε5 δίΕίε πΐ 3 γ 

ί. Ιη Λε ΟΕδεδ ύείϊηεύ ΐη ΕΠΐοΙεδ 30.1.1, 30.1.2, 30.1.3, 30.1.5, 30.1.6 
Εηύ 30.1.7 Ιεπηΐη3ΐε ΐιηιηεύΐΕίεΙγ Λε Οοηοεδδΐοη ΟοηΐΓ 3 θΐ ηοΐΐίγΐη§ 
Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε Εηύ Λε ΒεγΛ Α§επΙ Λ \ντΐιΐη§. 

Π. Λ Λε 03δε οί οοοιιττεηοε οί Λε ΓεΕδοη ίοΓ ΙεπηΐηΕΐΐοη οί Ετίΐοίε 30.1.4 
ογ Ετίΐοίε 30.1.8 ύατΐηβ Λε ΟοηδΙηιοΐΐοη Ρεπού, ΙεπηώΕίε Λε 
Οοηοεδδΐοη ΟοηίΓΕΟζ ηοΙϊίγΛ§ Λε ΟοηοεδδΐοηΕΪΓε Εηύ Λε ΒεγΛ 
Αβεηΐ Λ λνηΐίη§, ρτονΐύεύ Λε Οτββίο δίαίε 5ε 5 ύΐτεοΐΐγ τείειτεύ Λε 
πίΕΐΐεί Ιο Ετ5ίΐτΕΐΐοη, Λ ΕοοοΓύαηοε \νΐΛ απιοίε 39, ννϊΛϊη ε ύεΕύΙΛε 
οί ίοΠγ (40) ύΕγδ &οπι Λε εηύ οί Λε Ε5ονε ιηεηΐΐοηεύ ρεπού οί Λτεε 
(3) πιοηΛδ Εηύ ρΓονΐύεύ Λε Ατ5ΐΐΓ3ΐΐοη Οοιιπ 5ε5 ύεοΐύεύ ΛεΓε ννεΓε 
βτοηηύδ ίοΓ ΙεπηΐηΕΐϊοη οη 5ε5Εΐί οί Λε δίΕίε, ΕοοοΓύΛ§ ίο Λε 
ΟοπΙγεοΙ. Λ δΐιοΗ ΟΕδε, Λε ρΕΠΐεδ 55ε11 ιίδε Λεΐτ 5εδΐ εηύε 3 νοατδ 50 
Λει Λε ύεοΐδΐοη οί Λε Ατ5ΐΐΓ3ΐΐοη Οοαπ ΐδ ίδδυεύ ννΐΛΛ 3 ήπιε ΙΐππΙ 
οί Λτεε (3) πιοηΛδ ίτοπι Λε τείεΓεηοε οί Λε πίΕΐΙεΓ Ιο δαο5 ΟοητΙ. 
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Ιη ιίιε οα 56 οΓ ίεπηΐηαίΐοη, 6γ ιίιε Γαυίί οΓ ΐ±ιβ Οοηοεδδΐοηαΐτε, ατίϊοίε 
31 δΐιαίΐ Γ>ε αρρΙΐοαΜε. 

30.4 υροη Ιΐιε ηοίΐίΐοαίΐοη οΓ ώε ίεπηΐηαίΐοη ρτονΐίίειΐ Γογ ΐη ατίϊοίε 30.3, άατΐηβ 
±ε Ορεταίΐοη Ρεηοά, (Γιε Οτεείί δίαίε πιαγ τεςυεδί &οσι Ιίιε Οοηοεδδΐοηαΐτε 
&η<1 Ιίιε Οοηοεδδΐοηαΐτε ΐδ βοηηιΐ ίο ιακίεπαΐίε ίΐιε οοηΐϊηααίΐοη οΓ ιίιε 
ορεταίΐοη οΓ ΓΚε Μείτο ΐη αοοοτάαηοε ν/ΐιΐι ιίιε ρΓονίδΐοηδ ο£ ίΐιε Οοηίταοί, 
Γογ ο ρειίοά οΓ δΐχ (6) ιηοηίΐΐδ, ν/ΐιΐοΐι δΐιαίΐ βεβΐη οη ±ε άαίε οΓ ίΐιε 
ηοίΐίΐοαίΐοη οηά Ιίιε ίταΐηΐηβ οΓ Ιΐιε ρεΓδοηηεΙ ννΐιΐοΐι δΐιαίΐ αηάεποΐίε οη 
βεΙιαΙΓ οΓ ίΓιε Οτεείί δίαίε ιίιε ορεταίΐοη αηά ιηαΐηίεηαηοε οΓ Ιίιε Μείτο, αίΐετ 
ίΚε ρετΐοά οΓ ίΐιηε οΓ δΐχ (6) τηοηίΐΐδ, ρΓονίάεά ίΓιε ηυιηΓιετ οΓ ρεΓδοηδ Ιο 1)6 
ίταΐηεά δΐιαίΐ ηοί εχοεεά ίν/εηίγ Γίνε (25). 

ΙΓ ιίιε Οτεείί δίαίε τεςαεδίδ ίΓιε αβονε, ίΓιε ίεπηΐηαίΐοη οΓ ίΓιε Οοηίταοί δΗαΙΙ 
ηοί οοοητ ΗεΓοτε ιίιε εηιΐ οΓ ίΓιε δ&ΐά ρετΐοιΐ οΓ δΐχ (6) ιηοηίΐΐδ. 

ΙΓ Ιίιε Οτεείί δίαίε άοεδ ηοί τεςαεδΐ ίΐιε αΙ>ον6, ώε Ιεπηΐηαΐΐοη οΓ ιίιε 
Οοηίταοί δΗαΙΙ οοοητ ηροη Ιίιε τεοεΐρί Ηγ Ιίιε Οοηοεδδΐοηαΐτε οΓ ίΗε 
ηοίΐΠοαίΐοη οΓ ίΐιε ίεηηΐηαίΐοη ΐη αοοοτάαηοε \νΐίΗ ατίϊοίε 30.3. 


31. ΟΟΝδΕΟϋΕΝΟΕδ ΙΝ 0Α5Ε ΤΗΕ ΟΟΝΤΚΑΟΤ Ιδ ΤΕΚΜΙΝΑΤΕϋ 
ΒΥ ΤΉΕ ΟΚΕΕΚ 5ΤΑΤΕ ϋυΕ ΤΟ ΤΗΕ ΟΕΓΑϋΕΤ ΟΡ ΤΗΕ 
ΟΟΝΟΕδδΙΟΝΑΙΚΕ 

31.1 ΤΗε Οτεείί δίαίε πιαγ ίεπηΐηαίε Ιίιε Οοηοεδδΐοη Οοηίταοί αδ α τεδαΐΐ οΓ ώε 
Οοηοεδδΐοηαΐτε’δ άείαηΐί ΐη αοοοτάαηοε ν/ΐίΗ ατίϊοίε 30. 

31.2 ΙΙροη ίεπηΐηαίΐοη οΓ ίΓιε Οοηοεδδΐοη Οοηίταοί ΐη αοοοπΐαηοε ν/ΐίΗ ατίϊοίε 
31.1., αΐΐ ήβΐιίδ οΓ ίΗε Οοηοεδδΐοηαΐτε \νΐί1ι τε^ατά ίο Ιίιε \νοΛδ ογ αηά ίΐιε 
Μείτο, Ιίιε ΜοναΗΙε ΡΓορετίγ αηά ίΐιε δΐίε, άετΐνΐηβ Γτοιη ίΗΐδ Οοηίταοί, δΐιαίΐ 
6ε ίταηδΓεττείΙ ίο Ιίιε Οτεείί δίαίε, ίο χνΗΐοΗ Ιίιε Οοηοεδδΐοηαΐτε δΐιαίΐ αΐδο 
άεΐΐνετ αΐΐ Οοοηπιεηίδ τεΐαίεά ίο ιίιε Ρτρ]εοί. 

31.3 ΙΓ ίΐιε ίεπηΐηαίΐοη οοοητδ <Γατΐη§ Ιίιε Οοηδίηιοίΐοη Ρετΐοά, Ιίιε Οτεείί δίαίε 
πααγ δΐιΗδίΐίιιΙε Ιίιε Οοηοεδδΐοηαΐτε ΐη ίΐιΐδ Οοηίταοί. ΙΓ ιίιε ίεπηΐηαίΐοη οοοητδ 
ώιτΐη§ Ιίιε Ορεταίΐοη Ρετΐοά, ίΗε Οτεείί δίαίε δΗαΙΙ ΕΐιΗδίΐΓαίε (Γιε 
Οοηοεδδΐοηαΐτε ΐη ίΐιΐδ Οοηίταοί. ΤΙιε Οοηοεδδΐοηαΐτε δΗαΙΙ οοηίΐηηε ΐη αΐΐ 
οαδεδ ΐΓ ηοί ΗαηΙατιρΙ, ίΓιε οοηδίπιοΐΐοη οτ ορεταίΐοη οΓ Ιίιε ρτο)εοί αοοοπϋη§ 
ίο ίΓιε ίεπηδ ΗετεοΓ, αηίΐΐ ΐίδ δηΓ)δίίίιΐΐΐοη Ηγ ίΓιε Οτεείί δίαίε, οτ ΐίδ τε)εοίίοη 
βτοτη Ιίιε Ρτο)εοί. Οηηη§ ιίιε δαιηε ρετΐοά, ώε Οτεείί δίαίε δΐιαίΐ αΐδο ρειΤοπη 
ΐίδ οΗ1ΐ§αίΐοηδ ΐη αοοοπΐαηοε \νίίΗ (Γιε ίεπηδ ΗετεοΓ. 

δαΓ))εοΙ ίο Ιίιε ρτονΐδΐοηδ οΓ ατίΐοΐεδ 31.4.1., 31.5.1, 31.5.2.2 (α), (ΐ>) (ο), (ά) 
αηά (ί) αηίΐ 31.6 Ηετεΐη, ΐί ΐδ α^τεοά ίΐιαί ΐη οααε ίΓιε Οοηοεδδΐοηαΐτε ΐδ 
δυΗδίΐίηίείΐ Γ)γ ίΓιε Οτεείί δίαίε, ίΓιε Οτεείί δίαίε δΐιαίΐ ηοί Ηε οοηδΐάετεά αδ 
ίΓιε Οοηοεδδΐοηαΐτε’δ δυοοεδδοτ ηοτ δΓιαΙΙ ίΓιε Οτεείί δίαίε αοοερί αηγ ΙΐαΗΐΙΐίγ 
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31.4 

31.4.1 

31.4.1.1 

31.4.1.2 

31.4.1.3 

31.4.1.4 


Ι0\ν3τά5 ιΚε ΟοηοεδδίοηηίΓε’δ ΟεώίΟΓδ, ώε 3ρρίίε3ΐίοη οί ΕΓΐκΙε 479 (Γ.Ο. 
6είη§ εχείιώεώ 

Ιη 035 ε οί ΙεπτύηΕίίοη ώιηηβ ίΐιε Οοηδίηιείίοη Ρεηοά ίη αοοοΓάαηοε ννίΐΐι 
Ετόοίε 31.1., ώε ΟΓεεΙί δίηίε 5 Ι 13 ΙΙ ηοίιίγ ϊη ν/τίίιηβ ώε (ΤοηοεδδίοηηίΓε 3ηά 
ώε Βαηίο Α§εηί, ννίώίη ώίιΤγ (30) άηνδ 31 ώε ώιεδί &οιη ώε ίεπηίηΕΐίοη, ίί 
ίί βΙιεΙΙ δΐώδίίίιιίε ώε (ΖοηοεδδίοηΕίΓε ίη ώε (ΤοηΙχΕοΙ, ίη ννΐιίςώ 035ε : 

Ιί ώε ΟΓεεΙί δίηίε (ώοοδεδ ηοί ίο δΐώδίίίυΐε ώε ΟοηοεδδίοηηΪΓε, ώε 
εοηδεςυεηοεδ οί ατΐίοίε 47, ρατ. 9 οί ΡΟ 609/85 $Ιΐ3ΐ1 οοοιιτ πιιιίαΐίδ 
πιυΐΕηίϋδ. ΤΚεΓείοΓε, ώε ίο11ο\νίη§ οοηδεςιιεηοεδ δΐιαίΐ οοοατ, ίηίεΓ 3ΐΐ3 : 

"Πιε Οίεείί δίαίε’δ εώίπι Γε§3Γάίηβ ώε τεπιτη οί ώε ρητί οί ώε 3(1ν3ηοε 
ρηγιηεηΐ, νώίοίι Ιΐ35 ηοί βεεη Γεάεειηεώ βεεοπιεδ ίπιπιεώΕίεΙγ ώιε. 

ΤΗε Οοοά ΡεΓίοπηηηοε Ιεΐΐεΐδ οί 0α3Γ3ηΐεε ώαΐ οοιτεδροηά ρΐΌροΠίοηηΙΙν 
ίο ώε ηοη-εχεοαίεεί ρατΐ οί ώε ννοιώδ 3η<ί ώε Οοοά ΟρεΓΗίίοη 3ηά 
Μαίηίεηαηοε ΕείΐεΓδ οί Οϋατηηίεε, ίυπιΐδΐιεά βν ώε Οοηοεδδίοηηίτε υηίίΐ ώε 
ίεπηιηαΐίοη, ηιηγ 5ε ίοΓίείΐεοΙ ίο ώε Ιοεηείϊΐ οί ώε 0Γεε1< δίαίε 3ηά αί ίι$ 
εχοΐιΐδίνε )ικ1§επΐ6ηΙ, ίί Ερρίίεηβίε ιηκίεΐ' ώε Ιεπηδ οί ώί$ 0οηίτ3θί. 

Ρεηηΐίίεδ ίπιρο56<3 ίο ώε ΟοηοεΕδίοηηίιε π11 ώε άαγ οί Ιειτηίηαίίοη 
3000Γ<1ίη£ ίο ώε ϊειτηδ 561 οηί ΗεΓείη, δΐιαίΐ 5ε ίοιίείΐοά ίο ώε βεηείιΐ οί ώε 
Οίεείί 5ΐ3ΐε. 

Πιε Οίεείί 5ί3ίε δΐιαίΐ ραγ ίο ώε (Γοηεεδδίοηηίχε 3η απιοιιηΐ εςυηΐ ίο ώε 
ναΐυε οί ώε Μαΐη \νοτ1ο5 ώηί Κηνε ί>εεη άυΐγ εχεουίειΐ 3ηι1 ώε ν3ΐυε οί ώε 
Ρ3Γ3ΐ1ε1 \νοΓΐ (5 ώαί 1ΐ3νε βεεη <1α1γ εχεοιιίεά 3η(1 Ηβνε 6εεη Γιη3ηοει1Ιιγ ώε 
Οοηοεδδίοηαίίε, πιίηαδ ώε δΐιπι οί ώε ίο11ο\νιη§ 3τηοηηί5 3) ώε 
Οοηίτώιιίϊοη ρ3ΐ(1 βγ ώε δί3ίε, 5) ώε Ιοίαΐ ϊπιουηΐ οί ώε Εςώίγ οί ώε 
ΟοηοεδδίοηαίΓε (ραίεΐ ογ ηοί) ίη αοοοπίΕηοε \νίώ ώε ΟοηίτΗοί. ΤΙιε ρ3νπιεηί 
οί ώε Εβονε Εΐηοιιηί $1ΐ3ΐ1 ίηΐίε ρΐαεε 3ί ιηοπιεηίδ ώ ώηβ οοιτε5ροηώη§ ίο 
ώε οβ1ί§3ίιοηδ οί ώε (ΖοηοεδδίοηΒίΓε αηάεΓ ώε ΡίηοηοίΕΐ Αβτεεηιεηίδ 3η(1 ίη 
3 ηγ οα$ε ηοί εΕτΙΐεΓ ώ3η οηε Ιιαηάτείΐ 3ηά ιν/επίν (120) 03γ5 ίτοιη ώε ώιΐε 
οί ίεπηΐη 3 ΐίοη. Ιί ώε 5ΐ3ίε 5ΐΐ5ί3Ϊη5 3 ά3πΐ3Ε6 3$ 3 τεδίιΐί οί δΐιοΐι ίεπηίη3ίίοη, 
ννώοΐι 15 ηοί εοπιρ6η53ίε<1 βγ ώε οννηεΓδώρ οί ώε \νοι1<5, 3η(1 ρΓονίάεί! 
δΐιείι ίεπηΐηΒΐίοη Η35 βεεη ώε τεδυΐί οί 3 πΐ3ΐεπ3ΐ <1εί3ΐι1ί οί ώε ΟοηδίηιοίοΓ 
ιιηάεΓ ώε Οοηδίηιοίίοη ΟοπΙγεοΙ, ώε ΟοηεεδδίοηΕίιε δΐι&ΐΐ 35δί§η ίο ώε 
5ΐ3ίβ ίίδ εΐηίηΐδ 3§3ίηδί ώε ΟοηδίηιοίοΓ, ιιηάεΓ ώε Οοηδίπιοίϊοη €οηίτ30ί. 

Ιί ίδ οΐατίίΐεε! ώηί ώε νηΐυε οί ίΐιε ν/οΛδ ώηί 1ΐ3νε Ιιεεη άυΐγ εχεουίεά, 
ίηοίικίεδ 

ε. ώε εοδί οί ώε ρΓθ)εεί ννΚίεΗ Ηε 5 ί>εεη άυΐγ Βαίΐΐ, ίη 3εοοΓ(ΐ3ηεε ννίώ 
ώε Οοηδίηιοΐϊοη Οοηίταεί, 
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5. ίΐιε εοβΐδ ννίιϊοΗ Ηανε βεεη ρ3Ϊί! αηήΐ ίΐιε ίϊη&ΐΐδ&ίΐοη οί Λε Ιεππϊηαϋοη 
£ογ ώε Γεηί1επη§ οί δεηάοεδ οί Λε Ιικίερεηάεηΐ Εη^ΐηεεΓ, οί Ιϊιε 
ΑίΙπύηϊδϋτ&ίΟΓ αικί ώε ηιειηβεΓδ οί ίΚε Ρ&ηεΐδ οί Εχρειΐδ αηά ΐΕε οοδίδ 
ίθΓ Ιΐιε δεηάεεδ οί εχίεπιαΐ εοηδίιΐΐ&ηΐδ Γεηάεπηβ δεΓνΐεεδ £ογ ίΐιε 
ρπ^εεί. ΤΗεδε οοδίδ οηηηοί εχεεεά ίΗε αιηοιιηΐ: ιηεηήοηεά ΐη Τ&61ε 2, 
ννΚΐεΙι εοηδύϋιιΐε 3η είειηεηί οί ώε οίίεΓ 3ηά ϊδ 3ΐί3ε1ιε(1 ΐη Αηηεχ 3 
αηά 

ο. Ιΐιε ίηΙεΓεδίδ οί ώε Εοαη Οηρΐίηΐδ \νΗίο1ι εοπεδροικί Ιο ίΐιε 3βονε νηΐηε 
3η(1 εχρεικΕίχιτε εοδί ηηίΐΐ ίΚε Γιη3ΐΐδ3ίΐοη οί Ιΐιε ίεππΐηαΐίοη αικί ώε 
βηηΐί Γεεδ ννΚϊοΙι ατε <1είϊηε(1 ΐη Λε δηοηοΜ 3§τεειηεηΐ5 ιυηΐίΐ ίΐιε 53ΐτιε 
άαίε, δ&νε £ογ ίΐιε οηεδ οί ώε διώοπϋπΕίεά Εοηηδ. 

31.5 δηβδίϊΐηΐϊοη οί ίΐιε Οοηεεδδίοη3ΪΓε βγ &ε ΟΓεεΙί δΐηίε άυτΐη§ ΐΗε 
Οοηδίηιοίΐοη Ρεπού. 

31.5.1 ΤΤιε Οιεείί 5ϋ3ίε πιαγ ηοναίε Λε Οοηδίπιεΐΐοη Οοηίτ3θΙ αηάεΓ Λε δαιηε 
ίεπηδ. Ιη δΐιοΗ εαδε, Λε ΟΓεεΙί δίαίε δΗαΙΙ Ιιηνε Λε π^Κίδ οί Ιΐιε 
Οοηοεδδίοηηίτε ηηύ δΐιηΐΐ αδδΐιιηε ΐΐιε οβ1ΐ§3ίΐοηδ οί ώε Οοηοεδδΐοηηΐτε βν 
νίπχιε οί ώε Οοηδίηιείΐοη (Ιοηϋηοΐ 3Πδίη§ ουί 3ίίεΓ ώε δαβδίΐίιιΐίοη. 

31.5.2 ίη ρ3Γίΐειιΐ3Γ, ίί ΐΐιε δί3ίε δΐώδΐΐίιιίεδ ώε Οοηεεδδΐοηαΐτε, ώε ίο11ο\νΐη§ 
εοηδεςυεηεεδ δΐιηΐΐ οεοατ : 

31.5.2.1 3. Ήιε ρΓονίδϊοηδ οί ηπίεΐεδ 31.4.1.1., 31.4.1.2, 3ηά 31.4.1.3. Κετεΐη 5 Ι 13 ΙΙ βε 
3ρρΙΐε3β1ε. 

1). ΤΙιε ρΓονίδϊοηδ οί 3Γΐϊε1ε 31.4.1.2 δ1ΐ3ΐ1 βε ηρρίΐεηβίε ν/ΐώ ώε αύώίΐοη 
ώαί ϊη δΐιείι 03δε, ίΐιε Ιείίεπ οί βυητΗηΐεε οί ητΐίεΐεδ 17.1.1 αη<1 17.1.2 ΙιεΓείη 
δ1ΐ3ΐ1βε ίοιίείΐεύ. 

31.5.2.2 Ρο11οννΐη§ ώε Οοηεεδδΐοηηΐτε’δ δυβδίΐίηίΐοη βγ Ιΐιε ΟΓεεΙί δίηίε: 

3. ΤΙιε ΟΓεεΙί δίαίε ιιηάεΓΐαΙίεδ ώε οβίΐβαΐίοηδ οί Ιΐιε Οοηεεδδΐοηαΐτε 
ίοννατύδ ώε ΡεηύεΓδ, ρΓονίάεύ ώε Γείεναηί Ρΐηαηαηΐ Α§Γεεπιεηί5 Ιιανε 
βεεη ηρρΓονεύ βγ ίΐιε δίαίε. 

5. ΤΙιε Οτεείί δίαίε δΐώδίΐΐηίεδ ώε 0οηεεδδΐοη3ίΓε ΐη Ιΐιε ΐηδυταηοε 
ροΐΐεΐεα ΐη ίοΓοε αί ΙΚε ά&γ οί δΐιΐΐδίΐιιιίΐοη 3Π(1 ιιηίΐΐ ώε ώηε ρεποίΐ Γογ 
ννΐιΐοΐι Ιΐιε τεΐενηηί ρΓεηιΐιιπίδ 1ΐ3νε βεεη ρηΐά, Ιΐιε ΐδδηε οί 3(ΜΐΙΐοη3ΐ 
3είδ ηοΓ Βεΐη§ τεςπΐτεά, βηϋ άοεδ ηοί αηάεΓΐηΙίε Ιΐιε ρβγτηεηϋ οί (Ιείαγεά 
ρΓεηιΐηιηδ, Λε ΟοηεεδδΐοηαΪΓε 1οεϊη§ οΡ)1ΐ§ε<1 ίο ΐηείικίε 3 τεΐεναηΐ Ιεπη 
ΐη Λε ΐηδυχαηεε ροΐΐεΐεδ. 

ΤΡε δίαίε δαίΐδΐΐηιίεδ αΐδο ώε ΟοηοεδδΐοηΒίΓε ΐη Λε οΐ3Ϊπΐδ αηάεΓ ϋΡε 
ΐηδυχηηεε ροΐΐοΐεδ \νΐϋι Γε§3Γ(1 ίο ίΐιε \νοΓΐίδ. 
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ο. ΤΙιε Οτεείί δίΕίε πίΕγ ίεπηίηΕίε ννίϋιουΐ βείηβ οβ1ί§εϋ ίο ρβ γ Ετ.γ 
οοΓηρεηδΕίϊοη, ϋιε επιρίογηιεηΐ οί ϋιε ίοίΕΐίΐγ ογ ραπ οί ϋιε 
ΟοηοεδδίοηΕΪτε’δ ρετδοηηεΐ. Αηγ Ιεβαί οοπιρεηδΕϊίοηδ δΗαΙΙ βε βοτηε 
βγ ϋιε ΟοηοεδδϊοηΕίτε. 

ΤΙιε Οτεείί δίΕίε πιαγ οοηίίηυε ίο εη§α§ε ρατί οί ϋιε ΟοηοεδδίοηΕίτε’δ 
ρετδοηηεΐ, ίο11ο\νίη§ δρεοΐΕΐ Ετπιηβεπιεηΐδ ίο βε ηΐΕϋε ννίϋι ϋιίδ 
ρεΓδοηηεΙ. 

ϋ. ΤΙιε Οτεείί δίΕίε ιτιαγ ηονΕίε ίΐιε Οοηδίηιοίίοη ΟοπϊτεοΙ ιιηϋετ ϋιε δΕτηε 
ίεπηδ. Ιη δυοίι ΟΕδε, ϋιε Οτεείί δίΕίε δΙίΕΐΙ Η&νε ϋιε τί§1ιίδ Εηϋ Εδδυπιε 
ϋιε οΜϊβ&ιΐοηδ οί ϋιε ΟοηοεδδϊοηΕίτε \>γ νίτηιε οί ϋιε Οοηδίηιοίίοη 
ΟοηίτΕοί, ατΐδίηβ Είίετ ϋιε ηονΕΐίοη οί ϋιίδ οοηίπιοί. 

31.6 1η ο&δε οί ΙεπηίηΕϋοη ϋατίη§ ϋιε ΟρετΕϊίοη Ρετίοϋ ΐη ΕοοοτϋΕηοε ννϊϋι 

3Γίίε1ε 31.1., ϋιε ίο11ο\νίη§ οοηδεψιεηοεδ δΙίΕΐΙ οεειιτ : 

3. Α11 τενεηυεδ £τοπι ϋιε Μείτο εχρΙοίΐΕΐϊοη, 1ιε1οη§ ίο ϋιε Οτεείί δίΕίε. 

β. ϋι$ρο53ΐ)1ε οεεΙι Εηϋ τεδετνε ήιηϋδ οί ϋιε ΟοηοεδδϊοηΕίτε, Εδ ϋιεδε 
δΐιαίΐ ϋε ϋείεπηίηεϋ οη ϋιε ϋαν οί δίΛδίίίιιΙίοη, βεοοπιε ϋιε ρτορεπγ οί 
ϋιε Οτεείί δίΕίε. διϋ^εεί Επιουηίδ δϊιαίΐ 1>ε εηϋτεΐγ ϋίδροδεϋ ίο ρ αγ ϋιε 
ιιηραίϋ Οοηη ΟαρίίΕΐδ. 

ε. ΤΙιε ρτονΐδίοηδ οί 3τϋε1ε 31.4.1.2 Ιιετείη ατε Ερρίίεϋ. 

ϋ. Πιε Οτεείί 5ί3ίε ιιηϋετίΕΐίεδ ϋιε οβ1ί§Εϊίοηδ οί ϋιε Οοηεεδδϊοη3Ϊτε νίδ- 
3-νΐδ ϋιε ί,εηϋετδ ίη Εοοοτϋαηοε ννϊϋι ϋιε ίεπηδ δεί ουί Ιιετείη. ΤΙιε 
Εβονε οβΙϊ§Είίοη οί ϋιε Οτεείί δίΕίε ίδ Ιίπιίΐεϋ ίο ϋιε Οοεπ ΟΕρίίΕΐδ 
ννΐιίεΐι ΙΐΕνε ηοί βεεη ρΕίϋ 1)3θ1ί Εηϋ ϋιείτ ΐηίετεδίδ υρ ίο ϋιε ϋΕγ οί ϋιε 
δΐιϋδίΐίιιίϊοη, Εδ ρτονιϋεϋ ίοτ βγ ϋιε ΡίηΕηοΐΕΐ Α§τεειηεηίδ, &οπι ϋιε 
ϋηγ οί δΐώδίίίυϋοη, ίηοΐυϋίη^ Εηγ ΟΕρίίΕϋδεϋ ίηίετεδί οί ϋιε §ΤΕοε 
ρετίοϋ Εηϋ ΐη ϋιε ΟΕδε οί ίεπηίηΕίίοη βγ ϋιε Οτεείί δίΕίε οί ϋιε 
ΡίιίΕηοΪΕΐ Α^τεετηεηίδ, ίηο1υϋίη§ ϋιε εοδί οί ίετηιϊπΕΐΐοη οί δυοϊι 
Α^τεεπιεηίδ. 

β. ΤΙιε Οτεείί δίΕίε δΐώδϋίιιίεδ ϋιε ΟοηοεδδϊοηΕίτε ίη ϋιε ίηδητΕηεε 
ροΐίείεδ ίη ίοτεε οη ϋιε ϋαγ οί δίΛδΐίίυίίοη, Εηϋ ιιηίίΐ ϋιε ίίπιε ρετίοϋ 
ίοτ ννΙιίοΗ ϋιε τεΙενΕηί ρτεηιΐιιπίδ Ιιανε βεεη ρΕίϋ, ϋιε ίδδΐιε οί 
ΕϋϋίιίοηΕΐ ΕΟίδ ηοί βείπβ τεςιιίτεϋ, βαί ϋοεδ ηοί ιιηϋετΐΕΐίε ϋιε ρΕγπιεπί 
οί ϋεΐηγεϋ ρτεπιίιιπίδ, ϋιε ΟοηοεδδϊοηΕίτε βείη^ οΜϊβεϋ ίο ίηοΐυϋε ίη 
ϋιε ίηδίίΓΕηοε ροΐίοίεδ ε τεΙενΕηί ίεπη. 

ΤΙιε δίΕίε Είδο δΐώδίίίιιίεδ ίΐιε ΟοηοεδδϊοηΕίτε &οιη ϋιε ίηδίίΓΕηοε 
ροΐίοίεδ ίη τεΐΕίίοη ίο ϋιε ν/οιΤδ. 

ί. Πιε Οτεείί δίΕίε πίΕγ ίετηιίηΕΐε ννίϋιοιιί ϋιε οβϋαΕΠοη ίο ρΕν 
οοπιρεηδΕίίοη, ϋιε επιρΙονΓηεηί οί ϋιε ίοίαΐίτγ οτ ρατ^ οί ϋιε 
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ΟοηοεδδίοηΕΪτε’δ ρεΓδοηηεΙ. Ροδδΐϋΐε Ιε^&Ι οοιηρεηδΕίΐοηδ δϋαϋ 5ε 
ϋοτηε 5γ ίϋε ΟοηοεδδΐοηΕίΓε. Τϋε Οτεεϋ 5ΐ3ίε πίΕγ οοηίϊηαε ίο εη§Ε§ε 
ίϋε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε’δ ρεΓδοηηεΙ ίοϋολνϊηι» δρεοϊήΐ Ε^τεεπιεπίδ ίο 5ε 
ηΐΕ(1ε \νΐιϋ ί5ε δρεοϊίϊο ρεΓδοηηεΙ. 

§. Τ5ε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε 55ε11 οοπιρεηδΕϋε ίΚε Οτεεϋ δίΕίε Γογ ΐίδ Ροδίΐίνε 
θΕΐηΕ§εδ ρτονϊάεά ί5ε ϋεπηίηΕίΐοη 5Εδ οοοαιτεά άαε ίο ί5ε τεαδοηδ οί 
Ετΐίοΐεδ 30.1.3, 30.1.4 επ<1 30.1.5 ϋεΓεΐη.. 

Ιη ί5ε ΟΕδε οί ε άϊδραίε Εδ ίοΓ ί5ε άείεπηϊηΕΐϊοη οί ί5εδε Ροδϊίϊνε 
ϋΕπΐΕ§εδ, ί5ε (ϋδραίε δϋΕϋ 5ε τεδοίνεά 5γ ώε ρτοοεάατε οί Εττϊοίε 39 
ϋετεϊη. 

31.7 Ιη ίϋε ΟΕδε οί εϊΙϋεΓ Ετίϊοίε 29, ογ 31, ΐί ίϋε ρΕίτγ ΐη άείΕαΙί οοηδΐάετδ ιίι&ι 
ϊεπηΐηΕΐΐοη οί ίϋε ΟοηίτΕοί δϋοαίά ηοί ϋηνε οοοαπεά ΐη Εοοοτάοηοε ννΐιΐι Ιϋε 
ίεπηδ δεί οαί ϋετεϊη, ίϋε άϊδραίε δϋΕϋ 5ε τεδοίνεά ΕοεοΓάϊη§ ίο ϋιε 
ρτοοεάατε οί Ετίΐοΐεδ 38 Εηά 39. ΙΓ ΐί ΐδ ΓιηΕϋγ ]αά§εά ιΙίΕί ίϋε ίεπηΐηΕΐΐοη οί 
ίϋε ΟοηίτΕοί δϋοαίά ηοί ϋηνε οοοαπεά, ίϋε ρητίγ ΐη άείΕαϋ ΐδ εηϊΐιίείΐ ίο 
ΙεπηιηΕίε ίϋε ΟοηίτΕοί ίοΓ ίΐιΐδ τεΕδοη άαε ίο ίϋε Γαυίϊ οί ίϋε οίϋεΓ ρΕΠγ. 

31.8 ΟαπεεΙίΕίΐοη οί ΤεπτπηΕίιοπ 

ΤεπηϊηΕΐΐοη οί ΟοηίτΕοί εΐίϋεΓ ΐη Εοοοτάαηοε \νΐιϋ Ετίϊοίε 29 ογ απϊοίε 31 
οεπ 5ε οΕηοεϋεά ίοϋο\νϊη§ ίϋε Ε§τεετηεηί οί ίϋε Οτεεϋ 5ίΕίε Εηά ίϋε 
ΟοηοεδδΐοηΕΪτε, ΐί ιϋε ρΕΓίΐεδ Ε§τεε αροη ίϋε ΓηεΕδίιτεδ ίο 5ε ίΕϋεη ίο 
οοηίτοηί ίϋε άΕΐηΕ§εδ οοοαπεά Εηά ίϋε άεΐΕγ ννϋϊοϋ τεδαΐίεά ίϋετείτοπι. Ιη 
δαοϋ ΟΕδε ίϋε ίεπηίηΕΐίοη ΐδ οοηδΐάεΓεά Εδ ηυΐΐ Εηά νοΐά. Τϋε ΟΕηεεΙίΕίΐοη 
οί ΙεπηίηΕΐίοη δϋαϋ ϋεοοπιε είίεοΐΐνε \νϋεη ίϋε ρΕΓίΐεδ δϋΕϋ δΐεη ε τεΙενΕηί 
Ε§τεεπιεηζ \νϋϊοϋ δϋΕϋ Είδο 5ε ηοίΐίιεά ιο άιε Βατά; Α§εηι. 


32. ΤΕΚΜδ ΚΕΕΕΚΚΕϋ ΤΟ ΤΗΕ ΕΕΝϋΕΚδ 

32.1 Τϋε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε ΐδ εηίΐίΐεά ίο ρΓονΐάε δεοατΐιγ ίο ίϋε Ιεηάετδ Εηά ίο ίϋε 
ρΓονΐάεΓδ οί ίϋε δαϋοτάϊηΕίεά ϋοΕηδ ΐη ΕοοοΓάΕηοε ννΐίϋ ιϋε ίεπηδ οί ΕΠΐοΙε 
27 Εηά ίϋε Εεηάετδ Εηά ίϋε ρΓονΐάεΓδ οί ίϋε δαϋοτάϊηΕίεά ΟοΕηδ, δϋΕϋ 5ε 
εηίϊΐΐεά ίο εχεΓοΐδε ίϋεϊτ τϊ§ϋίδ αηάεΓ ίϋε Ε5ονε δεοαπίγ ννϊιϋοαί ίϋε ρτϊοτ 
Ερρτοναΐ οί ίϋε Ρηπΐοδ, αηίεδδ εχετοΐδΐη§ οί ίϋεϊτ π§ϋΐδ αηάεΓ ίϋε Εϋονε 
δεοαπίγ, τεδαΐίδ ίο ίϋε Εεηάετδ ογ ίϋε ρΓονΐάεΓδ οί ίϋε δαϋοτάϊηΕίεά Βοαηδ 
εχετοϊδϊη§ ίϋεϊτ π^ϋίδ ίοτ δαϋδΐϊίαίϊοη, ϊη \νϋϊοϋ ΟΕδε Ετΐϊοΐεδ 32.4 Εηά 32.5 
δϋαϋ Ερρίγ. Τϋε π§ϋίδ Εηά ο51ϊ§Είϊοηδ οί ίϋε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε άετΐνϊη§ ίτοπι 
ίϋΐδ ΟοηίτΕοί, δϋηϋ ϊη ηο ΟΕδε 5ε Είίεοΐεά 5γ ίϋε Βεηάετδ εχετοΐδϊη§ ίϋεϊτ 
Εϋονε πιεηίϊοηεά τϊ§ϋίδ, ηεϊίϋεΓ δϋΕϋ ιϋε ίεπηδ οί ίϋϊδ ΟοηίτΕοί τείεπϊη§ ίο 
ΐίδ εηά ογ ΙεπηϊηΕίϊοη. 


32.2 


Ιη ΟΓάεΓ ίοτ ίϋε Εεηάετδ Εηά/οτ ίϋε ρτονΐάετδ οί ίϋε δαϋοτάϊηΕίεά ϋοαηδ ίο 
εχετοϊδε ίϋεϊτ π§ϋί ίο δαϋδίϊιαίε ίϋε ΟοηοεδδΐοηΕΪτε ΐη ΕοοοΓάΕηοε ννΐιϋ 


κ. 



1656 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ατίΐείε 30.3, ίΐιεγ δΐιαίΐ «Ιείϊηε ίΙιτουβΗ ίίιε Βαηΐί Α§εηί, ε 1ε§αΙ εηίϊίγ (ώε 
“διΛδίΐίιιίε Εηϋίίγ”) ννΐιΐεΐι, ννΐιΐιουί ρτε^ίϋεε Ιο ίίιε ίεπτίδ οί ίΐιΐδ Ετίΐείε, 
δΐιαίΐ δΐώδίΐίαίε ίίιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε, αηά δΙίΕΐΙ Κα,νε αΐΐ τΐ^ΐιΐδ οί ίΐιΐδ ΟοηίτΕεί 
2αΐ(1 εΙιεΙΙ ιπκΙεΓίαΙίε ίοννΕτάδ ίίιε Οτεείς δίΕίε εΙΙ ίίιε οβΙίβΕίΐοηδ Ετΐδΐη§ 
ίΐιετε&οπι. 

32.3 διιβδίίίιιΐΐοη δΙίΕΐΙ Ι&^ε ρΐηεε, ϊη εηδε ίίιε Οτεείί δίΕίε Ερρτονεδ ίίιε διΛδίΐίηΐε 
Εηίϊίγ. ΤΙιε ΟΓεεΙί δίΕίε δΗ&ΙΙ ηοί ν/ϊΐΙιΙιοΜ ϊίδ ΕρρτονΕί, ιιηίεδδ Εεεοπϋη§ ίο 
ϊίδ τε&δοηαβίε ]ιι<1§ειηεηΙ, ίίιε διώδίϊίιιΐε Εηίϊίγ άοεδ ηοί ροδδεδδ ίίιε ΙεβΕί, 
ίπι&ηοίαΐ 3ικ1/ογ ίεεΙιηϊοΕί οηρΕβΐΜεδ ίο ίαΐίίΐ ίίιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ’ δ 
οβΙϊβΕίϊοηδ 1επνϊη§ ίτοηι Ιΐνίδ Οοπίταεί (ίηε1ικϋη§ ϊίδ επρΕίηΙίΐγ ίο ορετΕίε 
ίίιε Μείτο δαίεΐγ). Πιε ΟΓεεΙί δίΕίε ΐδ εηύίΐεά Ιο τεεεϊνε &οπι ίίιε Β&ηΐί 
Α§εηί οτ/επΙ ίίιε δαβδίϊΐιιΐε Εηίϊίγ, αΐΐ ίηίοπηΕΤϊοη ϊί ιηαγ τεΕδοηαΜγ τεςιιϊτε 
ΐη 0Γ(1εΓ Ιο εδί&βΐΐδίι ν/Ιιείβετ Εβονε τεςυϊτεηιεηίδ Ετε δΕίϊδίΐεά. 

32.4 Ιί ίίιε Εεηάετδ Εδ ννεΐΐ Εδ ίίιε ρτονΜετδ Εεηίετδ οί ίίιε δαΒοΓίϋηαίειΙ ΕοΕηδ 
ννϊδΗ Ιο εχετεϊδε ίΐιεϊτ τϊ§Ηΐ Ιο δΐώδίϊίιιίε ΐΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ΐη ΕεεοτίΕηεε 
\νΐίΗ [Είδ Ετίΐείε, Εηά ίίιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε άεηΐεδ ογ Ιεΐ&γδ ίο Ιεΐϊνετ Οιε 
Ρτο]εεΙ ίο ώε 5ϋβδίίίιιΙε Εηίϊίγ, ίΗε ΟτεεΙ: δίΕίε ίδ εηίϊίΐεΐ ίο τε]εεί Λε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪτε &οπι ίίιε Ρτο]εεί 3ΐκ1 ίο ϊηδΐοΐΐ ώε δυ&δίίίυΐε Εηίϊίγ ίη ϊίδ 
ρΐΕοε. ΤΙιε ΟΓεεΙί δίΕίε δΗ&Π εχεΓείδε ϊίδ Εβονε τϊ^Ηΐ, ίο11ο\νΐη§ Λε τεΙενΕηί 
τεςηεδί οί ώε Βαηΐί Α@εηί, \νΐΐΗουί (Ιεΐηγ. 

32.5 Ιη ΟΕδε ίίιε ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε ίδ δυβδίίίιιίεά βγ ίΐιε δηβδίίίιιΐε Εηίϊίγ, ΕΠΐεΙε 
31.3 ΙιεΓεϊη δΗ&11 βε ρτοροτίϊοηΕΐΙγ Ερρίΐεά. 

33. ΕΝΌ ΟΓ ΟΟΝΤΚΑΟΤυΑΕ ϋϋΚΑΤΙΟΝ 

33.1 ΤΓΕΠδίβΓ / ΡεΙίνεΓν οί ίΗβ ΡΓοίεεί 

33.1.1 Αί ί±ιε εηά οί ίίιε Οοηεεδδίοη Ρειϊοΐ, ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε αηάεΓίηΙίεδ ίίιε 
ο61ί§&ίίοη ίο άεΐΐνετ ίίιε Μείτο Εηά ίο ίτΕηδίετ ίο ίίιε Οτεείί δίΕίε εΙΙ ϊίδ 
ιϊ§1ιίδ Γε§Ετάΐη§ ίίιε Μείτο &η<1 ώε ίΙιίη§δ ίί ίδ εοηδίδίεά οί. 

33.1.2 ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪΓε δΙίΕΐΙ άεΐίνετ ίη §οοά εοηάίήοη 1ΐΕνίη§ Γε§ΕΤ(1 ίο ίΕΪτ 
ννεΕΓ Εηΐ ίεΕΓ επ! &εε &οπι άείεείδ, ίη ορετΕίϊοη, Εηά Εί ε 1ιί§1ι δετνίείη§ 
Ιενεί, ίη εΙΙ εΕδεδ ίη ΕεεοτάΕηεε ννίίΐι ίίιε ΓεςηίτεπιεηΙδ οί ίίιε ΟοηίτΕεί, ε11 
ρτορεπίεδ, δίηιείιιτεδ, ίηδίΕΐΐΕίίοηδ, ίιηπιονΕϋΙε εςιιίρηιεηΐ επ! ΜονΕβΙε 
Ρτορετίγ, Γεςυίτεά ίοτ ίΗε δΕίε επ! οί ε Κί§Κ δετνΐείη^ Ιενεί, ορετΕΛοη οί ίίιε 
Μείτο, ΐηε1ιη1ίη§ εΙΙ ϊιηρΓονεηιεηί επΙ ηράΕίεά ΐηίεΓνεηίίοηδ, εχεευίεά 5γ 
ίίιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε άιΐΓΪη§ ίίιε ΟρετΕίϊοη Ρετίοίΐ, Εδ ννεΐΐ Εδ εΙΙ δίηιείιίΓεδ, 
ΐηδίΕΐΙηΐίοηδ, ϋητηονΕί)1ε εφίίρτηεηί Εη<1 ΜονΕ^Ιε Ρτορετίγ, Γεςιιίτείί ίοτ Λε 
πίΕΪηίεηΕηεε Εηά ορετΕίϊοη οί ίΗε Μείτο. ΤΙιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε δΙίΕΐΙ Είδο 
(Ιεΐϊνετ, εΙΙ δρΕτε ρΕΓίδ ίη Λε θΕίε§οπεδ Εηά ςυΕηήήεδ άεΓιηεΙ 5γ ώε 
ΕνετΕ§ε οί Λε θΕΐε§οτγ, επ( 1 ίίιε ί|υΕηΐΐίΐεδ οί δρΕτεδ ίοαηά ΐη ίίιε Μείτο 
ννΕτεΗοαδεδ 1ιιηη§ ίίιε ΐΕδί Γίνε (5) γεΕΤδ οί ίΗε Οοηεεδδίοη Ρετίοΐ. ΤΗε 
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ΟοηεεδδίοηΕΐτε Λ&11 ίυτηίδΐι ίο Λε ΟτεεΚ δίΕίε εΙΙ ύ&Ι* τεΕδοηΕύΙγ τεςαιτεά 
Λε ΐΕίίετ υροη νΛϊείι Λε ΕΪ>ονε ύείεπηϊηΕίΐοη ν/Εδ βΕδεύ. 

33.1.3 ΤΙιτεε (3) ιηοηΑδ Εείοτε Λε εηύ οί Λε (Γοηεεδδίοη Ρεπού, Λε δίΕίε δΚαΙΙ 
ηοΐϊίν Λ \ντίΐίη§ Λε Οοηοεδδΐοηαίτβ οί ιΐδ ϊηίεηίίοη ίο.εοιηε ΕίΤετ Αε εηα οί 
Αε άηεεδδίοη Ρεπού ιηίο Αε ηβΗΐδ Εηύ οΕϋδΕίίοηδ οί εεπαιη ετηρίογηιεητ 
οοηίΤΕοίδ ογ οΑεΓ εοηίτΕείδ ογ ιηύερεηύεηί δετνίεεδ εοηίτΕείδ εηίετεύ 5γ Λε 
(ΙοηεεδδίοηΕΐτε ο. Αε ΑύιηιηίδίτΕΐοτ ννίΛίη Αε &Ετηε\νοτ1ί οί Αε ύεδί^η, 
εοηδίηιείίοη, οοπαηΐδδίοηΐηβ, οοιηρίεΐίοη, ιηΕΐηίεηΕηεε, ορετΕί.οη. 
Εάπύηΐδίτ&ποη βηύ ύενείοριηεηί οί Αε Μβίτο, ν/ΗΙαΗ "κγο ιπιρεΓΕίινε ίοΓ ιΓδ 
ορεπιήοη. Ιη δυεη εΕδε, Αε Εβονε τηεηΐίοηείΐ οοηίΤΕοίδ δΕαίι 5ε οοηήηυεύ 
ν/ίΑ Αε οοηδεηί οί Αε Αίπΐ ρΕΤίΐεδ ννΗίοΙι ΙΐΕνε εηίετεύ ιηίο δυοίι οοηίτ«*ίδ 
ννϊΑ Αε ΟοηοεδεΐοπΕΐτε Εηύ Αε ΑύηήηίδίτΕίοτ Εηύ ν/ίΛ ηο οΑεΓ εοηύκιοη 
ΕίΐεΓ Αε ίΤΕηδίετ Εηύ δυΕδίΐίυΐίοη Εθθοτύίτι§ ίο Αε Εβονε. ΤΙιε Οτεείί δίΕίε 
5 1 ιε 11 ιη ηο ςΕδε Εε οΛί§εύ ίο ιιηάεπαΚε Αε ΕΕονε η 8 Ιιϊδ Εηύ οΛίεΕίιοηδ, 
ιιηίεδδ ΐΐ ύεοίύεδ ίο εοηίίηυε Αε Εΐιονε οοηίΤΕοίδ, ίη ννΑοΙι οαδε ίί ΛεΙΙ 
αηύεπείίε Αε τεδροπδ&ϊΐίπεδ ννΐιϊεΐι ύεηνε Λετείτοτη, οηΐγ Είΐετ Αε άειε οί 
ίτηηδίεΓ οί δΐι^εεΐ οοηττεείδ ίο Αε Οτεείί δίΕΐε Εηύ ίη &11 εεδεδ είτετ Αε εηύ 
οί Αε Οοηεεδδίοη Ρεπού. Ιη 3.11 εεδεδ, εήετ Αε εηύ οί Αε Οοηοεδδίοη 
Ρεπού, Αε Οοηεεδδίοηείτε Εηύ Αε ΑύτηιηίδίτεΐΟΓ Ηενε ηο οβίίβείίοη ογ 
τεδροηδΛίΙίΐγ ν/Ηείδοενετ ίτοπι Αε Εΐ)ονε εοηίτεοίδ, ν/ίΛ Αε εχεερΐιοη οί 
Αοδε οβίίβεΐίοηδ \ν1ιί(Λ ΙτΕύ ετίδεη είτεεάν ίΐΐΐ Αε εηύ οί Αε (Γοηεεδδίοη 

Ρεπού. 

33.1.4 ΤΙιε «Γοηοεδδίοηείτε 5 Ηε 11 ύεΙίνεΓ ίο Αε Οτεείί δίείε, εΙΙ ίίεηΐδ Εηύ εςυίριηεηί 
οί Αε Μείτο Α ΕοοοΓύαηεε ν/ίΛ Αε ρτονίδίοηδ Ιιετεοί, νΛκΛ Ετε τε§ίδίετεύ 
ίη ίί 5 ευύίΐίηβ βοοίίδ. Ιη εεδε ϊΗε εβονε οεηηοί ύε ίτΕοεύ, Αε Οοηεεδδίοηείτε 
5Ηε11 τερίΕεε Λετη Εί ίίδ ο\νη εχρεηδεδ εχεερί ίί, ίο Αε ,)υύ§ειηεηί οί Αε 
Ιηύερεηύεηί Εη§ιηεετ, Αε ε&ονε 15 ηοί ηεεεδδετν ίοΓ Αε ορεΓΕίιοη Εηύ 

πιείηίεηεηοε οί Αε Μείτο. 

33.1.5 $ίχ (6) τηοηΑδ Εείοτε Αε εηύ οί Αε Οοηεεδδίοη Ρεπού, Αε Ιηύερεηύεηί 
Εη«ιηεετ δΗεΙΙ ρτοεεεύ ίο Αε τεΙενΕηί εΐιεείί Εηύ τεοοτύίη§ οί Αε οοηάιιιοη 
οί Αε Μείτο Εδ ννεΐΐ Εδ ίίδ ςαΕΠίγ οί ορετΕίϊοη, ίη ΕεεοτίΐΕηεε \νίΑ Αε 
ΟοηίΓΕΟΐ. ΤΙιε Ιηύερεηύεηί Εηβίηεεν δΕΕίΙ δΐιΕιηίΐ Αε τεΙενΕηί τεροΠ \νιΑ 
Αε ΕΪ>ονε τεδΑίδ ίο Αε δίΕίε Εηύ Αε ΟοηεεδδίοηΕηε, Ατεε^(3) ιηοηΑδ Εί Αε 
Αιεδί Εείοτε Αε εηύ οί Αε Οοηεεδδίοη Ρεπού. ΤΙιτεε (3) ιηοηΑδ, ει Αε 
ΐΕίεδί, Εείοτε Λε εηύ οί Αε Οοηεεδδίοη Ρετίού, Αε ΟοηοεδδίοηΕίτε Εηύ Αε 
Οτεείί δίΕίε δΕηΙΙ Ερροΐηί ΕαΑοτίδεύ τερτεδεηίΕίίνεδ ίοτ Αε ΙηΚε - ονετ οί 
Αε Μείτο, Εγ ηοίϊίγΑ§ εηοΗ οΛετ ίη \νπϊίη§ ίη ΕοεοτύΕηοε \νίΑ ΕΠίεΙε ^7 
Εηύ ΕΓίίεΙε 1.3. Τύε Εΐ)ονε τερτεδεηίΕίίνεδ δΗΕΐΙ ρτοεεεύ \νίΑ Αε ίΕ^ε - ονετ 
οί Αε Μείτο Εηύ Εί Αε εηύ οί Αε (Ζοηοεδδίοη Ρεπού, δίΐΕΐΙ δΐ^η Ε^ε-ονετ 
ρτοίοεοί, ννΑεΗ δΙίΕΠ ίηεΐηύε εΙΙ ίίεπτδ τείεπεύ ίο ίη ΕΤΐίεΙεδ 33.1.2, Εηύ 
33.1.4. ν/ίΑοαϊ ρτείυύίεε ίο ΕΠίεΙε 33.2 Ιηεΐί οί εο-ορετΕίίοη 1>εΤ\νεεη Αε 
τερτεδεηίΕίίνεδ οί Αε ΟοηεεδδίοηΕίτε ν/ίΑ Αε τερτεδεηίΕίίνεδ οί Αε Οτεε1< 
5ϊΕίε, ύοεδ ηοί Εεγ οτ ίπιρεύε Αε ύεΐίνειγ· οί Λε Μείτο ιο Αε Οτεε^ δ: .. - 
υροη εχρίτγ' οί Αε Οοηοεδδίοη Ρεπού. 
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33.1.6 Τ35ε - ονεΓ οί ί5ε Μείτο δΗαΙΙ 5ε οοηεΐυάείί υροη δί§ηϊη§ ί5ε Ι3ΐίε ονεΓ 
ρΓΟίοοοΙ ΐη 3θοοκΐ3ηςε \νίί5 απίοίε 33.1.5. Το ί5ε εχίεηί ι5ε 
Οοηοεδδίοηαΐτε’δ ΓερΓεδεηίηίίνεδ (Ιο ηοί δί§η δυ5^εί ρτοίοεοί, ί5ε δί^παίαιτε 
οί ί5ε Οτεείί 5ί3ίε’δ ΓερΓεδεηί3ίίνεδ ίδ δυίίίοίεηΐ Γογ ίΐιε ίταηδίεΓ αικί 135ε - 
ονεΓ οί ί5ε Μείτο, ννϊϋιοαί ρΓ^υ<1ίοε ίο 3τίίε1ε 33.2. 

33.2 Ρείαυίί ίη Γβδρβοί οίΤαΙίε - ονεΓ 

Ιη ο&δε ί5ε ΟοηοεδδΐοηαίΓε άεηίεδ ογ (Ιείαγδ (ο άεΐίνετ ι5ε ΜεΓτο 3 θοοπϋη§ 
ίο υτΐάείε 33.1., ογ 5υε ίο ί5ε εχεοιιίίοη οί ι5ε \νοΗίδ ρυτδυυηί ίο υτίαείε 33.4, 
ίΐιε ΟτεεΙί δίΕίε ϊδ εηίίί1ε<1 ίο εχρεί ί5ε Οοηοε5δίοη3ίΓε 3η<1 ίο τερίαεε ίΐ ίη 
ί5ε ορεΓ&ίϊοη 3η5 πταίηίεηιηοε οί ί5ε Μείτο, ννίίΤιοιιί ί5ε ΙπίΐεΓ βείηι» 
τεΙεΕδεά 6όπι ΐίδ ο51ϊ§3ίΐοηδ ννϊίΤι τεδρεεί ίο ί5ε πα3ίηίεη3ηεε, άεΐίνετγ οί 
ί5ε ρτο^εί, ϊη Ηοοοπί&ηοε \νίί5 υτίίοίε 33.1.2. 

Ιη ε3δε ί5ε (Ιείάνετγ οί ί5ε Μείτο ίη αοεοΜαηοε \νίί5 ι5ε ρίονΐδίοηδ οί 
3τίίο1ε 33.1, ίδ άεΐΗγεά 5γ τεαδοηδ 5ενοη(1 ί5ε $ρ5ετε οί Γε5ροηδί5ίΙίίγ οί ί5ε 
ΟοηεεδδίοηΗΪΓε, ίοτ παοτε ί5υη οηε (1) παοηί5 υΓίετ ίΐιε εηά οί ι5ε 
Οοηεεδδίοη Ρεποά, ί5ε ΟοηεεδδίοηυΪΓε δΐιηΐΐ 5ε (ϋ5θ53τ»εί1 οί ίίδ 
Γεδροηδί5ί1ίιίεδ Γε23τ55α§ ί5ε ορεταιίοη αηό πα35αΐεηυηεε οί ί5ε Μείτο, 3η 5 
ί5ε άεΐϊνετγ οί 5αε Μείτο δ5α11 5ε εοηδίάεΓεά αδ είίεοΐεά 5ν παεηηδ οί 3 1ε<:α1 
ρΓεδίαπαρίίοη. Τ5ε Οοηοεδδίοηαίτε δ5α!1 3δδίδί ί5ε Οίεείί δί3ΐε ίη αηγ δυίία51ε 
\νηγ ηηά δΗαΙΙ 135ε 311 τεαδοηα51ε αηά 3ρρΓθρπ3ίε 30ίίοηδ ίο εηη51ε ί5ε 
ςιιϊεΐίεδΐ εοιηρίείΐοη οί 15ε ίη5ε - ονεΓ ρτοεεάυΓε. 

33.3 ΤΓ3ηδίβΓ οί Κΐδίί 

Τ5ε ίτηηδίετ οί ίΐιε τίδΐί οί ίΐιε Ρτοίεεί ίτοπι ί5ε 0οηίτ3είθΓ ίο ί5ε Οίεείί 
5ί3ίε, δ5η11 ίηΐίε ρΐ3εε υροη 135ε - ονεΓ οί ί5ε Μείτο (αεηιηΐ ογ 5γ 1ε"3ΐ 
ρΓεδυπιρίΐοη) 5α 3οεοπΐ3ηοε ννίί5 ίΐαε 35ονε. 

33.4 Ιη ε3δε ί5ε Μείτο ϊδ ηοί.ίη §οο5 οοηάίίίοη. 3δ Γεςιαίτείΐ 5γ ί5ε Οοηΐταοί, 
53ν5ι§ Γε§3Γ(1 ίο ία5· \νε3τ 3η<3 ίεητ 3η<1 3ί 1ε3δΐ ίν/ο παοηώδ ρποί ίο ίΗε εηά 
οί ϋαε Οοηοεδδΐοη Οοηίτ3εί, ί5ε 135ε ονετ ρτοίοεοί ίδ δίεραεά 5γ ί5ε Οτεείί 
5ΐ3ίε \νϊί5 3.11 ί5ε Γεηΐ3τ1ί5, νν5ίε5 ί5ε Οοηεεδδίοηη^ε δ5ου15 τεπαειίγ. Ιη 03δε 
ί5ε 0οηεεδδΐοη3ΰ·ε ίϋδηςτεεδ ν/ιί5 (5ε 35ονε Γεπα3τ5δ, ίί δ5η]1 5ί3ίε ίίδ 
<ϋδ3§τεεπιεηίδ 5ι νντίί5α§ ίο ί5ε δετνίεε αηά ί5ε Ιηάερεηάεηί Εη§5αεεΓ. 
Μί55α τε3δοη351ε ίίπαε, ί5ε δετνίεε $5311 3δεεΓΐ3Ϊη ογ παοιϋίγ ί5ε 55ΐΐ3ΐ 
Γεπΐ3Γ5δ, ίη αν5ίε5 ουδέ ί5ε Οοηοεδδίοηαίτε 55311 οοιηρίγ, ενεη ίί ίί εοηήηυεδ 
ίο άίδ3£τεε. Ιί ί5ε Οοηεεδδίοη3ΪΓε 5οεδ ηοί οοπαρίγ, ί5ε Οίεε5 δίαίε πα 3 γ 
ί35ε 311 ηεοεδδητγ 3ε5οηδ ίο τεπαείΐγ ι5ε 35ονε 3ί ί5ε εχρεηδε 3η<1 οη 5ε5α1ί 
οί ί5ε Οοηοεδδίοηαίτε, 3η5 ίδ εη5ί1ε<3 ίο εοΐΐεεί ί5ε ηεεεδδατγ απαουηίδ ενεη 
δτοπα ί5ε ΙεΚετδ οί βυ3Γ3ηΐεε \ν5ίε5 ίΗε ΟοηεεδδίοηηίΓε 535 Γυτηΐδίαείΐ ίο ίΗε 
Οτεε5 5ΐ3ΐε 5ι 3εοοΓά3ηεε \νίι5 3Γΐίε1ε 17.2.2.3. Αηγ (ϋδρυίε 5 Η 3 ΙΙ 5ε δείΐΐεά 
\νίί5 ί5ε ρΓοεεάυτε οί υτίίεΐεδ 38 3ηά 39 5είεοί αηά 5α 03δε οί πι|ίη§ ίη 
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33.5 


33.6 


33.7 


ίανοατ οί ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε, ίί ίδ εηΐίίίειί [ο ήιΐΐ οοπιρεηδΕίίοη ίοτ ίΗε 
άΕπίΕβΟδ ΐι δΐΐδίΗΐπεά 35 α τεδίιΐί Ηετεοί. 

Ρο11ο\νίη§ ίΗε οοιηρίεΐίοη οί ίΗε ηεοεδδΕτγ ινοτΗδ Ιο ΗΛ ίΗε τεπίΕτΗδ οη ίΗε 
ρΓΟίοεο! ίη Λοοοπίβηοε ινίίΗ Ετίίοίε 33.4., ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΐτε 5 Ηε 11 ηοίϊίγ ίΗε 
5ΐ3ίε, ννΗίοΗ εΗοΙΙ τενίενν 3Π(1 ίδδΐιε ννίΐΗίη 3 ηιοηΐΗ, ιΗε ι&Ηε-ονετ ρτοίοοοί 
ννΐΛοιχΙ τεηίΕτΙίδ. Πιε ϊΕΗε-ονετ οί Ιΐιε Ρτο]εοί 5 Ηε 11 5ε οοηδίίίετείΐ εοηιρίείεά 
υροη 5Ϊ§η3ίυτε οί ίΗε ίΕΗε-ονετ ρτοίοοοί, ν/ίίΗοηί τεηίΕτΙίδ. Ιη 03 $ε ίΗε Οτεείί 
5ί3ΐε <3οεδ ηοί ίδδυε ίΗε ΐΕΗε-ονετ ρτοίοοοί ννϊιίι ογ ινίίΗοιιί τεπΐ 3 τΙί 5 , ννίΐΗίη 
ώε (Ιεαάΐίχιεδ ρτονίιίείί ίοΓ ϊη 3τΐϊο1ε 33.4, άαε ίο ηο ίααΐί οί ιΗε 
ΟοηοεδδίοηΕΪτε, ίΗεη ιαΗε-ονετ ϊΗεΙΙ 5ε οοηδίάετεοί 35 οοπιρίειείΐ, 5γ ιηοΕηδ 
οί 3 1ε§3ΐ ρΓεδίιιηρίίοη 3ί ίΗε εη<1 οί ί5ε 531(1 άβ&άΐϊηβδ. 

υροη 5Ϊ§η3ίιΐΓε οί ί5ε ίΕΗε-ονετ ρΓοίοεοΙ ινίιΗοαι τεηίΕτΗδ, ογ ίΗε ρτεδίιιηεΗ 
ίΕΗε-ονετ, ίΗε τεδίιΐίδ οί Ετίίοίε 17.2.2.4 $5311 οοοιιτ. 

δί3Πίη§ ίτοιη ίΗε άΕίε οί Ηεΐίνετγ οί ίΗε Μείτο, ίΗε ΑώιιιηϊδΙταίοΓ δΗαΙΙ 
355Ϊ51 ίΗε δϊΕΐε ΐη ίΗε ορεταϋιοη αηΗ ηΐ3Ϊηίεη3ηοε οί ίΗε Μείτο ι1ιηίη§ ίΗε 
ΜΕίηίεηαηεε ΑδδίδίΕηοε Ρεποοί εικ! 35 άείϊηεΠ ίη Αηηεχ 1. 


34. ΤΑΧΑΤΙΟΝ (ΧΑΚΙΓΙΟΑΤΙΟΝδ 
ΚΕΟΙΙΕΑΤΙΟΝ5 


ΑϋΜΙΝΙδΤΚΑΤΙΥΕ 


34.1. 


"ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε 5 Η 3 ΙΙ 5ε ΐΕχείΙ οπ ίΗε 53515 οί ίΗε εχΪ 5 ίίη§ ρτονίδϊοηδ ίοτ 
ίηεοιηε ί3Χ3ίϊοη Εηά 5 Ηη 11 ηοί 5ε οοηδίΗετεά 35 ίεοΗηιεαΙ εηίετρτίδε ίο Ιίΐ 3 ί 
είίεοί. 


34.2 


ΤΗε ιηειηΗεΓδ οί ίΗε Οοηδΐηιοίοτ ν/ΐΐΐ 5ε ίΕχεά οη ίΗε 53δίδ οί ίΗε ρΓονΐδϊοηδ 
ίοτ ίεεΗηΐοαΙ εηίετρτίδεδ εχεοιιίίη§ ρυΗΙϊο ινοτίίδ. ΕεοΗ ΓηεπιΗετ οί ίΗε 
Οοηδίηιοίοτ ννϋΐ ΐδδΐιε ίίδ ο\νη ίηνοίοεδ ίο ίΗε ΟοηοεδδίοηΕΪτε το§Επϋη§ ίίδ 
ΡεγΗοιιΙεγ δεορε οί λνοτίίδ ίο 5ε ρετίοπηεά αηά ννϊΐΐ ΗιΙΓιΙ ίίδ ο\νη ί3χ 
ο51ί§3ΐίοη5. ΤΗε Οοηδΐηιοίοτ ινίΐΐ ηοί 5ε οοηδίάετεά 35 α Ιοΐηί νεηίιιτε 
ιιηάεΓ ίΗε ΓηεΕΐύη§ οί ίΗε ρτονίδϊοηδ οί ίΗε Οοάε ίοτ ΒοοΙίδ αηά Ιίεπίδ. 

ΤΗε ρτονίδϊοηδ οί 3τίΐο1ε 34 ρβτ. 3, 5α5-ρ3Γ. 3 οί Ε.2238/1994 Ερρίγ 3 Ι 50 ΐη 
ίΗε 035ε ιΗεΙ πιειηΗεΓδ οί ίΗε Οοηδίηιοίοτ Εδδί§η ίΗε εχεοιιίίοη οί ρΕτί οί ίΗε 
λνοτΗδ ίο ίΗείτ δυΗδίάίΕτγ οοπιρ3ηίε5 εδϊΕΗΙίδΗεά ίη ε πιεπιΗετ δίΕίε οί ίΗε 
ΕητορεΕη υηίοη οτ ε ]οίηί νεηίιιτε ίη ννΗίοΗ ρΕίΐίοίρΕίε πιετηΗετδ οί ίΗε 
Οοηδΐηιοίοτ Εη<3/οτ Εηγ οί ίΗείτ δΐιΗδίίϋΕΐΎ οοιηρΕηίεδ, ν/ίίΗοαί οοηδί(1επη§ 
δΐιοΗ Ε55Ϊ£ηπιεηί 35 ε 5ΐι5οοηίΐΈοί. 5ρεοί£ΙθΕΐ1γ, ίΗε ΟεπειΠεπ οο-οοηίτΕοίοτ 
οτ οίΗετ ΟβηΕίΙίΕη οοιηρΕηίεδ οτ ρίηι νεηΗιτεδ ϊΗεΙ ννίΐΐ εχεοαίε ίΗε άεδί§η, 
ρτοάαοίίοη αηά δυρρίγ οί ίΗε νεΗίοΙεδ, ίΗε ίΤΕίη οοηίτοί 3 ηά οοπυηιιηίοΕίίοη 
εςυίρπιεηζ ίΗε ίηδίΕΐΐΕίίοη οί ίΗε ΕΗονε εφίίρπιεηϊ Εηά οίΗετ δγδίετηδ 
οοιηπιΐ55ΐοηίη§ δετνίοεδ, ίΗε Ηεδί^η οί ίΗε ίΤΕίη δγδίεπίδ, ίΗε δγδίεπι 
εη£ΐηεεπη§ δετνίοεδ ζηά ίΗε δγδίεπι ίηίεετΕίίοη δεηαοεδ, ννίΐΐ ηοί 5ε δΐι5^οΐ 
ίο Οτεείί ίηοοπιε ίΕΧΕίίοη ίοτ ίΗε δΐιρρίγ οί πίΕίεπΕί επΗ τεη(1επ^§ οί^ 
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δετνΐεεδ ουίδΐάε Οτεεεε 1>αΙ ώεγ ννίΐΐ Ηε δΐιΗ)εεί ίο ίΕΧΕίϊοη οηΐγ Γογ ώε 
\νοτΗδ εχεειιίεά ίη Οτεεεε. 

34.3 Εφίΐριηεηΐ ΐιηροΓΐεά ίτοχη ε ώΐπΐ ηοη Εατορεαη υηίοη εουηίιγ Ηγ ώε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪτε, ώε Οοηδίηιείοτ Εηά ώε εοηίτΕείΟΓδ \νΐώ ννΗΐεΗ ώεγ ΙΐΕνε 
επίετεά ΐηίο εοηίτΕείδ, ΐη οτάετ ίο Ηε υδεά Γογ ώε ηεεάδ οΓ ώε Ρπ^εεζ ΐδ 
εχεπιρίεά ίτοιη ώΐίΐεδ, Ιενΐεδ ζηά εΗΕπ;εδ, ρΓονΐάεά ίΐιίδ εςαΐρπιεηί ΐδ τε- 
εχροπεά οτ τείιιτηεά ΗηεΗ ίο ώε εοηηίιγ οί οπβΐη νώεη ηο πιοτε ηεεάεά Γοτ 
ώε εοηδϋπιείΐοη οτ πίΕΐηίεηΕηεε οί ίίιε Ρπ^εεί. 

34.4 Οη ώε Ηηδΐδ οΓ ίίιε οαιτεηΐ Ιε^ΐδίΕίΐοη Γε§Επϋη§ ίίιε τείωκΐ οΓ νΑΤ, ίίιε 
ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ΐδ εηίΐίΐεά ίο ε ΓεΓιαηά οΓ νΑΤ εΗΕΓ§εά οη ε 11 βοοάδ αηά 
δετνίεεδ τεπάετεά ίο Ιίιε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ίο ώε εχΐεηί ώΕί δαεΗ νΑΤ ΐδ ΐη 
εχοεδδ οΓ Εηγ νΑΤ ουίρυί. Ρογ ώε ΐιηρΙειηεηίΕίΐοη οί ίίιε νΑΤ ρτονΐδΐοηδ, 
ώε ρτρΐεοί Εηά Εηγ άεΐΐνετγ οΓ §οοάδ, δεη/ΐοεδ Εηά ρΕΓΕίΙεΙ \νοτΗδ ΓείΕίεά ίο 
ΐί Ετε εοηδΐάετεά Εδ ε δΐη§1ε ΐηνεδίτηεηί βοοά. 

ΤΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ΐδ εηίΐίΐεά ίο ίίρρίν Γοτ ΓεΡαηά εΙ Εηγ ώηε ΐί δυεΗ Γείηηά 
ΐδ εΐΕΐπίΕΗΙε ιιηάετ 43.4 ΕΗονε. Τϊιΐδ τεΓιιηά \νΐ11 Ηε πίΕάε \νΐώΐη δΐχίγ (60) 
άΕγδ ίτοπι ίίιε ά&ΐε οΓ δΐώιηΐδδΐοη οί ίίιε τεΐενηπί ΕρρΙΐοΕίΐοη Γοτ ίΗε ΓείΙιηά. 
ΤΗε δίΕίε δΗαΙΙ ρπγ ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε Γοτ απγ άεΐΕγ ΐη ίΗε Γείηηά οί ιΗε 
νΑΤ, ε άείΕΐιΙΐ ϊηΐετεδί οη ίΗε Εΐηοαηί οί ίΗε νΑΤ ίο Ηε τείίιηάεά Εδ οί ίΗε 
Τιτδί άηγ Γο11ο\νΐη§ ίΗε δΐχίΐείΗ Ηευ οΓ ίΗε δΐιΗπήδδίοη οΓ ίΗε τεΙενΕηί 
ΕρρΙΐοΕίΐοη Εί ε ΓΕΐε άεΐεπηΐηεά ΕοεοΓ(ϋη§ ίο ίΗε ΟΐτευίΕΓ ηο. 
1057005/4547-19-0016/1132/11 Μαν 1995 ο£ ίίιε Μΐηΐδϋγ οίΡΐηΕηεε Εδ ΐη 
Γοτεε ίτοιη ώηε ίο ώηε. 

34.5 Αην ΕοειιιηυΐΕίεά Ιοδδεδ οί ίΗε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ηΐΕν Ηε εΕττΐεά ΓοηνΕτά ίο Ηε 
οΓΓδεί Ε§Εΐηδί ΙΕΧΕΗΙε ΐηεοιηε οί ΓοΙ1ο\νΐη§ γεΕΓδ, \νΐίΗοαί ώηε ΙώίϊΐΕίΐοη 

34.6 ΤΗε ΕδΟΕίΕίεά ΤοϊεΙ Ρτο)εεί Οοδί άεετεΕδεά Ηγ ίΗε Εΐηοιιηί οΓ ώε ΕδΟΕίΕίεά 
ΟοηίηΗυίΐοη Εηά Εηγ εοδί Εηά εχρεηδε οΓ Εηγ ΠΕίητε, ΐηε1υώη§ ΐηίετεδίδ οί 
ώε Οοηδίταείΐοη Ρεηοά ννΗΐεΗ ννετε Ηοτηε Ηγ ώε ΟοηεεδδΐοηΕΪτε ΗεΓοτε, 
ίτοιη Εηά ώιτίη§ ώε Οοηδίταείΐοη Ρειΐοά, δΗΕΐΙ Ηε άερΓεοΪΕίεά υροη ώε 
ΟοηεεδδΐοηΕΐτε’δ εΗοΐεε, εΐώετ \νΐώ ώε δίτΕΪ§Ηί Ιΐηε ιηεώοίΐ ρτονΐάετί Γογ 
Η γ ώε ειιιτεηί 1ε§ΐδΐΕίΐοη ώιτΐηι» ώε εηώε ΟρετΕΐΐοη Ρεηοά ογ \νΐώ ώε 
ιηεώοά ρτονΐάεά Γογ ΐη ρΕΤΕ§τΕρΗ 5, Εΐώοίε 50 οΓ 1 ε\υ 1914/1990 (ΡΕΚ Α 
178) Ηγ ν/ΗΐεΗ ε βίώ ρΕΤΕ§τΕρΗ \νΕ5 3<5<1ε<1 ίο Ετίΐείε 97 οΓ ΐΕ\ν 1892/1990 
(ΡΕΚ Α 101) Εηά ΐη ΕεεοπίΕηεε \νιώ ώε ρΓοεεάυτε ρτονΐάεά Γογ ΐη ώΐδ 
ρΕΓΕ§ΓΕρΗ. Αρατί ίτοιη ώε ΕΗονε (ΙερΓεεΐ&ϊΐοη πιεώοάδ, ώε ΟοηεεδδΐοηΕΐτε 
δΗαΙΙ Ηε εηίΐΐΐείΐ ίο ιίδε ώε άερτεεΐΕίΐοη τηεώοίΐ ρτονΐάεά Γογ ΐη ρΕΓΕ§ταρΗ 8 
οΓ Ετίΐείε 26 οΠανν 2093/1992, \νΐώ ε δίΕίειηεηΐ ίο ώε εοπιρείεηΐ ΐΕΧΕίΐοη 
οΓίΐοε ·\νΗΐοΗ δΗηΙΙ Ηε ηοΐΐΓιείΙ ίο ώε εοπιρείεηί Οΐτεοίΐοη οΓ Ιηεοπιε Τεχ οΓ 
ώε Μΐηΐδίτγ οΓ ΡΐηΕηεε, Εηνίΐιηε ΗεΓοτε ώε εοπιιηεηοεητεηί οΓ ώε 
ΟρετΕίΐοη Ρεποά οΓ ώε Μείτο. 
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ΤΗε ΗερΓεοίαίίοη ρΓονίΗει! Γογ υηοΙεΓ ίΗε ρΓεδεηί ρΓονίδίοη, ΓεΓεΓδ ιο ίαχ 
άερΓεοίαίίοη &νΕΪΐαΗ1ε αδ α (Ιεάυείίοη Γογ Ιαχ ριιιροδεδ. 

34.7 Αηγ εχρεηδε Ηοπιε Ηγ Ιΐιε ΟοηεεδδίοηαΪΓε αίΐεΓ ίΗε ίδδυε οί ΐΓιε λΥοΓΗδ 
Οοιηρίειίοη ΟεπίΠεαίε δΗαΙΙ 5ε ΕΓηοΠΐζείΙ εϊίΠεΓ Γιιΐΐγ \νϊΐΗίη ίΗε γεαΓ ίί \ναδ 
ίηοιηττειί ογ ννίίΗ ίΗε δίτηί§Ηΐ Ηηε ΓηείΗοίΙ ίη αοεοΓάαηεε ινίιΗ ίΗε ρΓονΐδίοηδ 
οΓ ίΗε ς'νίΐτεηΐ 1ε§ϊδ1αΐίοη. 

34.8 ΤΗε (ΓοηΐηΗιαίϊοη αηά ίΗε δαΗδίάγ οη ίΗε ΤίοΗεί ννϊΐΐ Γογτπ δρεείαΐ τεδει-νεδ, 
ΐΗαι ΕΓε ηοί δυΗ]εοί ίο ίηοοηιε ίαχαιΐοη, ϊηεοιτιε ίαχ \νίιΗΗο1άΐη§ από δίαπιρ 
ίΐιιίΐεδ αι ίΗε ίίιτιε οΓ ίΗεΪΓ Γοπηαίίοη. ΤΗε Εδεαίαΐείΐ ΟοηΐτίΗιιΐίοη ίδ, δΐιΗ]εεί 
ίο αη αηηυαΐ απιΟΓΐίδαΐίοη άυπη§ ίΗε ΟρεΓΕίΐοη ΡεποεΙ ΐη αοεοΓοΙαηοε ννίΐΗ 
ΕΓΐίεΙε 34.6 α1οη§ ννίϊΗ ίΗε αΓηοτΐϊδαίίοη οί ίΗε Εδεαίαΐειΐ Τοίαΐ Ρπ^εεί (Γοδί. 
ΤΗε αΗονε ΕΓηοΠίδαΐίοη οί ίΗε ΟοηίηΗηίϊοη δΗαΙΙ Ηε δΐι^εοί ίο ίηοοιηε Ιεχ. 
ΤΗε ΕΓηοαηί οί ίΗε δρεείαΐ ΚεδεΓνε ννΗϊοΗ δΗαΙΙ Ηε ΓοπηειΙ Γγοιώ ίΗε δυΗδίάγ 
οη ίΗε ιίοΗεί από χνΗϊοΗι δΗαΙΙ Ηε άίδΙπΗυΙείΙ ίο ίΗε δΗαΓεΗοΙάεΓδ δΗΕΐΙ Ηε 
ΐαχεΗ ει ίΗε ιίπιε οΓ ίίδ άίδίπΗυίίοη οη ίΗε Ηαδίδ οί ίΗε εχϊδίίη§ ρΓονΐδίοηδ. 

34.9 ΤΗε Γενεηιιεδ εοΐΐεοίειΐ Ην ιΗε (ΤοηςεδδίοηαίΓε οη ΗεΗΕΐΓ οΓ ίΗε ΟΓεεΗ δίαίε 
ίη τεΐΕΐίοη ίο ίΗε Γενεηιιεδ δΗαπη§ αιτΕη^εΓηεηΐδ ρΓονίάει! ΗεΓείη εΗαΙΙ ηοί 
Ηε εοηδίάεΓεά Εδ Γενεηιιεδ οί ίΗε ΟοηοεδδίοηαΪΓε Γογ ίΗε ρυΓροδε οΓ ίΗε 
εαίουΐαποη οΓίΗε εοηροΓΕίίοη ίΕΧ οη ίΗε ηεί ρΓοΓιΐδ. 

34.10. ΤΗε ρΓονΐδίοηδ οΓ ρΕΓ. 1 οΓ ΕΓΐίοΙε 23 οΓ Εαιν 2682/1999 5 Ηε 11 Είδο Ερρίγ ίο 
ΓθΓεϊ§η Οτε<ϋί Ιηδίϊΐιιΐίοηδ οΓ ΕχροΠ ΟΓεάίίδ \νΗίοΗ αιε ηοί εδίαΗΙίδΗεά ίη 
Οτεεοε. ρΓονίάειΙ ίΗεδε ίηδίίΐυίίοηδ στ^ηΐ ΟΓείϋίδ ΟΓ/αηίΙ ΓυπιίδΗ §υΕΓαηΐεεδ 
ιο ίΗε ΟννηεΓ οΓ ίΗε Ρπ^εεί, ογ/επ( 1 ίΗε ΟοηεεδδίοηαίΓε επιΙ/ογ ίΗε 
(Τοηδίηκ:ΐθΓ Γογ ίΗΐδ Ρπ^εοί, ρτονίΠεΗ ίΗε ΕιίΓορεαη Ιηνεδΐτηεηί ΒαηΗ (ΕΙΒ) 
ρΕΠίειραΐεδ ίη ίΗε Γιηαηαη^ οΓ ίΗε ρΓθ]εεί. 

35. ΜΙδΟΕΕΕΑΝΕΟυδ 

35.1 δαΗ]εοι Οοηίταεί, ϊηε1υ<3ίη§ ίίδ Αηηεχεδ οοηδϊδΐδ ίΗε ίοίαΐ αηά οηΐγ 
Ε§τεεπιεηΐ Ηεηνεεη ίΗε ρατΐΐεδ Γε§ΕΓ<ϋη§ ίΗε δεορε οΓ ίΗίδ οοπΙγεοΙ επ(1 
ρΓεναϋδ υροη ε11 ρποΓ Ε§τεεΓηεηΐ5 πια<3ε ΗεΓννεεη ίΗε ρΕΓίίεδ Γε§ΕΓί1ϊη§ ίΗίδ 
δοορε. 

35.2 δυ^εεΐ Οοηίταοί αη<3 ίίδ Αηηεχεδ ΕΓ8 ΓηιιίιίΕΐΙγ εχρΙαηαίΟΓγ αηά ίη οΕδε οΓ 
Εηγ απιΗίβϋίΐγ ογ οοηίΓαάΐοΐίοη ΗείΛνεεη Εηγ οΓ ίΗε αΗονε Ηοευηιεηΐδ, ίΗε 
Οοηίταεί αη<1 Αηηεχ 1 δΗαΙΙ ρΓεναΐ! ονεΓ ίΗε οίΗεΓ άοειιιηεηΐδ. Ιη εαδε ίΗε 
ΕΓηΗί§υίΐγ ογ εοηίταιϋοΐϊοη ίδ ηοί Γαϊδεά Ηγ αρρ1γίη§ ίΗε αΗονε επίεποη, ίί 
ννϊΐΐ Ηε ΓΕίδειΙ Ηγ Ε§Γεεπιεηΐ Ηείννεεη ίΗε ΟΓεεΙς. δίαίε αηίΐ ίΗε ΟοπΙγεοΙογ. 
ΟίΠεηνίδε, ίΗε άϊδρυΐε δΗαΙΙ Ηε τεδοίνειΐ ίη αεεοκίΕηοε \νίίΗ αηΐεΐεδ 38 αηιΐ 
39. 
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35.3 Εεεϋ ΡΕΓΐγ Ε^τεεδ, ίο11ο\νίη§ ίϋε ιεςυεδί οί ίϋε οίϋεΓ ραΓΐ>', Ιο άτΕ\ν υρ ογ 
ρΓερΕτε 3ηγ Οοεαπχεηίδ αηϋ ίο ίΕϋε ε 11 πιεΕδϋΓεδ ΓεΕ5θηΕϋ1γ Γεςυίτεά ίο 
ία11γ εηίοΓεε ίϋΐ$ Οοηίτεεί. 

35.4 Τϋίδ (Γοηίχεεϊ πχευ ϋε δί^ηεά ίη 3ηγ ηηπιϋεΓ οΓ εορίεδ, ε 11 οί \νϋίεϋ ίοπη 5 
οηε, αηά 5θ1ε οοπίτΕοί Εηϋ 3ηγ εοηίΐΕείίηβ ρ3τίγ ι ηαγ δίεη 5ΐιϋ)εεί (ΙοηίΓΕεί 
ί>γ $ΐ£ηχη£ ε εοργ. 

35.5 Νυ11ίΐγ ογ ίπχρο55Ϊϋί1ίίγ ίο εχεευίε 3 ίειτη οί ίϋίδ ΟοηίΤΕΟί, δϋαΐΐ ηοϋ Είίεεΐ 
ίϋε νΕΐίϋίίγ, 1ε§Εΐίίγ ειχ< 1 εηίθΓοεΕϋί1ίιγ οί ϊίδ ΓεπχΕίηίη§ ιεπτίδ. Τϋε τεΐεναηί 
Γε£ΐιΐΕΐθΓγ νΕεεηί δϋαΐΐ ϋε εοπχρίείείΐ ϋν εχρΙαπΕίίοη, ννίιϋίη ιϋε &3ΐηε\νοΓΐί 
οί ίϋε §επ6ΓΕΐ ηιίεδ οί ίϋε ΓΕίίίγίη§ ΐΕ\ν, "οοϋ ίΕΐίϋ επ< 3 εοπχπιοη είϋίεδ. 

35.6 ΕεοΗ εοηΐΓΕθϊίη£ ρ3τίγ, ϋε3ΐ$ ίΐιε εοδί εγκ! ίϋε εχρεηδεδ οί ιϋε ηε£θίίΕΐίοη5, 
(Ιταίτϊηβ Εη<1 δίβηΕΐιιτε οί ίϋε (ΤοηίΤΕει. 

35.7 ΕαβοιίΓ ΜηίίεΓδ 

Ιη νίεν/ οί ίΐιε ρ3χΤίεϋΐΕπίγ οί ίϋε \νοίϋ5 Εηά ίη οπΙεΓ ίο Ενοκΐ ιϋε 
ιιηίΕνοιίΓΕϋΙε εοηδεηαεηεεδ ίη ίϋε ίυηεϊίοηίη§ οί ίϋε ίο\νη οί Τϋεδδαίοηιϋί, 
ίϋε ΟοηεεδδίοηΕΪτε, ίϋε ΟοηδίηιείοΓ αηά ίϋε ΑεϋηιηΐδϊΤΕΐΟΓ επ<1 ίΙιείΓ 
5ΐι6οοηίτΕθΙθΓ5 Ετε εηίχίΐεά ίο \νοΐ'ϋ ονεΓίίιηε, ογ άυπη§ ίϋε ηί^ίιΐ ογ 
εοη$εειιΐίνε δϋίίίδ Ε5 \νε11 Ε5 άιΐΓΪη§ ϋοϋϋΕνδ άυτίηε ιϋε \νϋο1ε ΟοηΕΐηιείιοη 
Ρεποίΐ, ρΓονίάεά ίϋε τεΙενΕηί ΙεείδίΕίίοη 15 πχεϋ \νίι±ι ιϋε εχεεριίοη οί 
ρΓονΐδίοηδ Γείεπίη§ ίο \νοΓϋίη§ ϋοιχΐ‘5 οί επχρίονεεδ. ΚεΙεναπί ρεπτχΐίδ 5 Ηε 11 
ϋε οοηδΐίΙεΓεά Ε5 £τεηίε<1, ρΓονίάεϋ τεΙενΕηί ηοίίίιεΕίίοηδ ϋΕνε ϋεεη 
δυϋπιϊΐΐεά ίο ίίιε εοπχρείεηΐ Ρυϋϋε δεηόοεδ. 

35.8 Εχρ3ίΠ3ί65 

Ιί Εθοοπϋη§ ίο ίίιε (Ιοηοεδδίοηείιε’δ ορίηίοη, δρεοΪΕΐίδεά, ΐεοϋηίεαΐ εγκ! 
ΕάιηίηίΕίΓΕίϊνε ίοΓεί^η ρεΓδοηηε! ίδ ηεεάεά ίο ϋε ϋίτειΐ ίτοηχ οοιιηϊηεδ 
ουίδΐάε ίϋε ΕιυορεΕη υηφη πχειηϋεΓ δίΕϊεδ, ν/ϋεΓε εΙ 1εΕ5ί οηε οί ιϋε 
δϋετεϋοΙάεΓδ οί ίίιε (ΖοηοεδδίοηαίΓε οοπιρεηγ ϋΕ5 ίϊδ ϋεεά οίίιοεδ, ε ΙογοποΗ 
ογ ε 5υί)5ί(1ίΕΓγ, ιϋε Οοηοε55ΪοηΕΪΓε 5 Ηε 11 ηοίίίγ ίΕε δεΓνίοε ίη ε ίίιηε1γ 
πίΕηηεΓ, ίοΓ Ιίιε οΕηεεδ επ( 1 ίίιε ηυπιβεΓ οί ρεΓ5οη$ ηεειίειΐ . ΊΠιε Ρυίχΐίε 
5εΓνίοε ίη οΗΕΤ§ε ίοΓ ίΗε ί$5υε οί ίίιε Γε$ί<1εηοε ρεπηίίδ Εηά ίΗε \νοί1ν 
ρεπηίΐδ οί ίοΓείβηεΓδ, 5 Ηε 11 ίδδυε ίΗε5ε ρεπηΐΐδ ννχΐΗίη ίιίτεεη (15) (Ι3γ5 &οπχ 
ίΗε δΐιίχπχίδΕίοη οί ώε ρείίίιοη, ρΐ'ονίάεά ίΚε τεΙενΕηΐ 1ε§Εΐ οοηίΐίίίοηδ ίοΓ ίίιε 
Ϊ55ΐιε οί δυοΗ ρεπηίΐδ Ετε ηχεί. 

35.9 Ροϋεε 5ηΓνεΠΐ3ηεε 

35.9.1 Τίχε (ΤοηοεδδίοηΕίΓε βΙχεΙΙ Εΐίοχν ίίιε αοεεδδ οί Ροϋεε Εΐιίϋοηιίεδ άυιτη£ ίϋε 
χνϋοίε άιίΓΕΓίοπ οί ίϋε Οοηεεδδίοη Ρεποϋ οί ίίιε ΡΓθ)εεί Εηϋ βΙχεΙΙ εο-ορεΓΕίε 
ννίαχ ίϋεΓΠ ίο: ίϋε πχΕίηιεπΕίίεε οί 5αίεΓν· 3η<1 ογοογ. ϋ ξΙχεΙΙ ε1$ο εοπχρίν \νίίϋ 
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ώο Αι 1 ιΗοπί^ε 5 , ΐηδϋηιοίΐοηδ ίοτ ίΗε δΕίείγ οηά ροΐΐεε δατνεΐΠοηοε άαπη§ ιΗε 
ορεΓΕΐίοη οί ίΗε Ρτο)εοί. 

35 . 9.2 Ροΐΐοε δΐιτνεΐΙίΕηοε, Εδ ίοτ Εηγ ρυΗΙΐο ετοε, 5 ε 1 οη§δ ίο ίΗε εοπιρείεηΐ Οίεείί 
Ριώϋε δετνΐοεδ, \νΗΐοΗ $ 1 ιε 11 πΐΕΪηΐΕΪη ίΗε ρυ. 51 ΐε οτάετ ΐη ιΗε εγοε οί ίΐιε 
Μείτο ν/ΐιΗ ίΗεΐτ ο\νη αιεοηδ. 


35 . 9.3 ΤΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε πίΕγ ιίδε ρηναίε δεουτΐίγ ϊη οο-ορετΕίΐοη ννΐίΗ Ιοοαΐ 
ροΐΐεε ΕΐιίΗοηίΐεδ, λνΐΐΗοαί ρΓ^'υάίεβ ίο Ετίΐοίε 35 . 9.2 Ηετεοί. 

35.10 Α 11 ηοίϋκαίΐοηδ 3 ΐκ 1 οοττεδροηάεηοε Ηεηνεεη ίΐιε ρΕτίΐεδ 5 Ηε 11 5 ε ϊη ίΐιε 
Οτεείί 1 αη§αα§ε. ΑίΐαοΗεά ίεοΗηΐοΕί ίεχίδ πίΕγ 5 ε άτΕννη αρ ΐη ι 5 ε ΕηβΙΐδΗ 
ΐ3η§ηΕ§ε. 

35.11 ΤΗε ρτεδεηί ΟοηΐτΕοί Ηαδ 5 εεη δΐβηεά ΐη ΟτεεΗ Εηά Εη§ 1 ΐδΗ Εηά 5 οίΗ ίεχίδ 
Η&νε εςηηΐ ίοτοε Εηά είΓεοί. 


35.12 ΤΗε ρτονΐδΐοη οί ρΕΓΕ§ΤΕρΗ ο οί ατποίε 48 οίΊ&νν 2190/1920 δΗαΙΙ ηοί αρρίγ 
οη ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε ΟοιηρΕηγ. 

35.13 ΤΗε οοηδίηιοίΐοη πιαίεπΕίδ οί ίΗε Μείτο δΗΕΐΙ ηοί 5ε1οη§ ίο ίΗοδε οίννΗΐοΗ 
ίΗε ιίδε ΐδ ρτοΗί5ϊΐε<1 5γ ίΗε Ιε^ΐδίΕϊΐοη οίιΗε Ευτορεαη ϋηιοη. 

35.14 Ρτονίδΐοηδ ίοτ ρεορίε \νΐίΗ τεάιιοεά ΓηοΗίΙϊΐγ οπρΕοΐίγ 

Ροτ ΙΗε δετνίοε οί ρεορίε ννίιΗ δρεοΪΕΐ ηεεάδ, ίΗε οοηδίηιοίΐοη οί οτΕάΙεδ ϊδ 
ίοτεδεεη ϊηίετ εΙϊε ΐη Αηηεχ 1, ίοτ ίΗε Εοοεδδ οί ρεορίε ννΐίΗ τεάιιοεά 
Π1θ5ΐ1ΐΙγ ΟΕρΕΟΪίγ. 

Μοτεονετ, ίΗε οοηδίηιοίΐοη οί οΐνϊΐ εη§ΐηεεηη§ ννοτίίδ ίοτ ίΗε ΐηδίΕΐΐΕίΐοη οί 
Ιϊίΐδ ΐδ αΐδο ίοτεδεεη ΐη ε 11 ίΗε δίΕίΐοηδ, εχοερί ίοτ ίΗε δίΕίΐοηδ οί ΡΕίτϋαοα 
Εηά Αηαΐΐρδεοδ, ννΗετε ίΗε ΐηδίαΙίΕίΐοη οί οτΕάΙεδ ΐδ ίοτεδεεη ίοτ ίΗε Εοοεδδ 
οί ρεορίε \νΐιΗ τεάιιοεά ιηοΗΐΙΐίγ ΟΕραοΐίγ. ΤΗε οοδί ίοτ ίΗε δΐιρρίγ, 
ΐηδίΕΐΐΕίΐοη Εηά πίΕΐηίεηΕηοε οί ίΗε ηεεεδδΕτγ εΙεοίτοπιεοΗΕηΐοΕί εςηΐρταεηί 
οί ίΗε Ιϊίΐδ δΗαΙΙ 5ε Ηοτηε 5γ ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε ιαρ ίο ίΗε ΕπιοιιηΙ οί ίννο 
Ηυηάτεά (200) πιΐΐΐϊοη άτδ. Ρτονΐάεά ΐΗϊδ οοδί εχοεεάδ ίΗε Ε5ονε Επιοιιηί, ίΗε 
άΐίίετεηοε βΗεΙΙ 5ε 5οπτε 5γ ίΗε ΟτεεΗ δίΕίε. ΤΗε δείεοίΐοη οί ίΗε οοηίτΕοίοτ 
λνΗο ννίΐΐ υηάετίΕΗε ίΗε δηρρίγ, ΐηδίΕΐΐΕίΐοη Εηά πίΕΐηίεηΕηοε οί ίΗΐδ 
εΙεοίτοπιεοΗΕηιοΕί εφίΐρτηεηί δΙίΕΐΙ 5ε ΟΕτπεά οιιί ίΗτοα^Η ε ίεηάετ 
ρτοοεάιιτε 5γ ε οοτηιηΐΐΐεε ίοπηεά 5γ οηε τερτεδεηίΕίΐνε οίιΗε 3ίΕίε Εηά οηε 
τερτεδεηίΕίίνε οί ίΗε ΟοηοεδδΐοηΕΐτε. 


36. ΡΕΚΜΙΤδ - ΑΡΡΚΟνΑΕδ 

36.1 Ρεηηϊίδ 
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36.1.1 Τ6ε Οοηεε55Ϊοη3Ϊτε δΐιαίΐ 5ΐι6πιϊΐ Ιο ί6ε εοιηρείεηΐ Ρυ61ϊε δεΓνϊεεδ ί6ε 
ρείίίίοηδ Γεηαϊτείΐ, ϊη οπΙεΓ Γογ ί6ε Ρεπηϊΐδ λνΚϊε6 ατε ηεεάεά Γογ 16ε 
Εεΐίνίΐίεδ οΓ ώε Οοηεε55Ϊοη3Ϊτε ιιηάεΓ ίΐιϊδ ΟοηίταεΙ ογ 35 3 τεδίιΐΐ ώεΓε&οιη 
Ιο 6ε ίδδαεεί, 35 ννεΐΐ 35, 16ε 63θΚ-αρ άοειηηεηΐδ \ν6ϊο6 3τε ρΓονϊάείΙ Γογ 6γ 
ίΐιε ευιτεηΐ ρΓονΐδΐοηδ 3ηά 3 εοργ οΓ ίΚε ΟίϊϊοΪ3ΐ Οονεπυηεηί 03ζείίε 
ϊηε1ικϋη§ Ιίιε Γ3ίϊΓγίη§ ΐ3\ν οΓ ίΐιϊδ 0οηϋτ3θί. Τ6ε Ριι61ϊε δεινϊοεδ δΐιαίΐ §ταηί 
Ιίιε Γεςυϊτειΐ Ρεπηϊΐδ λνϊΐΐιϊη ί\νο (2) ιηοηΐΐΐδ &οιη 16ε δΐώιηΐδδίοη οΓ ιίιε 
Γε1εν3ηΙ ρείϊίϊοηδ 3ΐΐ(1 ρΓονΐάειΙ ί6ε ΙαεΙ-αρ άοειιπιεηΐδ 3ίΐ3θ6ε(1 ΙήεΓεϊη 3τε 
εοπιρίεΐε. 

36.1.2 δΚοΓίεΓ άε3(11ϊηε$, \ν6ϊε6 πΐ3γ 6ε ρΓθνϊ<1ε<Ι £ογ ϊη ί6ϊδ Οοηΰηεί, 563 ΙΙ Γεπΐ3Ϊη 
ϊη Γογοο. Ιη 5ΐιε6 03δε Ιίιε ί\νο ιηοηΐΐΐδ άε3ί11ϊηε ρΓονϊάεά 36ονε, δΡιαΙΙ 6ε 
Γερΐ3εεά 6γ ί6ε 56οιΤεΓ άε3ά1ϊηε ρΓονίάειΙ Γογ ΚεΓεϊη. 


36.2 



36.2.1 Ιη 311 03δεδ ννΙιεΓε 3οεοΓίϋη§ ίο ΐ6ϊδ Οοηίτ3εΙ ογ 35 οί ίΐιϊδ Οοηϋηεί, 3η 
3ρρΓον3ΐ Ϊ5 Γεςυεδίείΐ 6γ ί6ε ΟΓεεΙί δί3ίε, ογ 6γ ί6ε εοπιρείεηΐ Ριώΐϊε 
δεΓνϊεε ίτοιη Ιΐιηε ίο ίϊιηε, Ιΐιεη : 


36.2.1.1 ΤΙιε ΟΓεεΙί δΐ3ΐε/Ρα61ϊε δεΓνϊεε δΙΐ3ΐ1 3ρρΓονε ί6ε ϋοειιιηεηΐδ 5α6ηιϊΐίε(1 ογ 
5εη<1 ίο Ιίιε Οοηεεδδϊοηαϊτε ίίδ 5ΐι65ΐ3ηίΪ3ίε(1 ο^εείϊοηδ / εοπιπιεηίδ, \νϊί1ι 
Γε"3Γ(1 ίο ί6ε ηοη εοπιρΙΪ3ηεε οί Ιίιε 0οηεε55Ϊοη3Ϊτε λνϊί6 ϊίδ εοηίτ3είιΐ3ΐ 
ο51ϊ§3ίϊοηδ ΗεΓευηάεΓ, ν/ΐίΐιίη οηε (1) πιοηΐΐι &οπι ίΐιεϊτ δνώιηϊδδϊοη Γογ 
3ρρΓθν3ΐ. Ιη 03δε οΓ ο6]εείϊοηδ / εοΓΠτηεηίδ £τοιη ί6ε ΟΓεεΙί δί3ΐε/Ριι61ϊε 
δεΓνϊεε 3εεοΓ(Ιίη§ ίο Ιίιε 36ονε, ιίιε 0οηεεδ5Ϊοη3Ϊτε 5ΐΐ3ΐ1 αρ§τ3άε 
Γεδρεείίνεΐγ ί6ε ΟοεαπιεηΙδ δΐώιηϊΐίεά Γογ 3ρρΓον3ΐ 3ηί1 5ΐΐ3ΐ1 δίΛπιϊΙ ί6επι 
3§3Ϊη, ϊη χνΐιϊεΐι ε35ε ίΐιε ΟΓεεΙί δϊ3ίε / Ριι61ϊε δεΓνϊεε δΐιαίΐ 3ρρΓονε ΐ6επι 
ννϊίΤιϊη 3 ιηοηΐΐι. Ιη εαδε οΓ ενεηίιηιΐ ρΓε-3ρρΓον3ΐ οΓ Ιαηά 3ΐτ3η§ειηεηΐ ογ 
3ρρΓθν3ΐ οΓ εηνϊτοηπιεηΐ3ΐ ίειτηδ, Ιίιε 36ονε άε3<11ϊηε 563 ΙΙ 1)ε ί6τεε (3) 
ιηοηίΐΐδ. 


36.2.1.2 ΙΓ Ιίιε Οοηεε55Ϊοη3ΪΓε (ϋ53§τεε5 \νϊί6 ίΐιεδε Γεηιβτΐίδ οΓ ί6ε Οτεείί δί3ίε / 
ΡηΙ)1ϊο δετνίοε, ϊί 5 Η 3 ΙΙ εοηδϊάεΓ ώε πΐ3ίίεΓ 35 3 (Ιϊδριιΐε \ν6ϊε6 563 ΙΙ 6ε 
τεδοίνεά 3εεθΓάϊη§ ίο 3ΐΤϊε1ε5 38 3ηο1 39 6εΓεϊη. 

36.2.1.3 Τοη§εΓ ογ δΙιοΓίεΓ άε3(11ϊηε5, \ν6ϊε6 ηΐ3γ 5ε ρΓονϊάεά Γογ ϊη ίΐιϊδ Οοηίτ30ί, 
5Ι13ΙΙ τεπΐ3Ϊη ϊη ΓοΓοε. Ιη δυείι 03δε, 15ε <1ε3£ΐ1ϊηε ρΓονϊάειΙ ϊη 3Πϊε1ε 36.2.1.1, 
563ΙΙ 6ε Γερΐ3εο(1 6γ ί6ε δ6οΠει· ογ 1οη§εΓ άεαίΐΐϊηε ρΓονϊάειΙ Γογ 6εΓεϊη. 


37. ΝΟΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝδ 

37.1 Α11 δεηάηβ οΓ ίΐοεατηεηΐδ, ηοΐίΓΐ03ίϊοη5, 3θΙεηο\νΙε(1§ειηεηΐ5 ογ 

εοπυηϋηίθ3ίϊοη5 ίο 3ηγ εοηΐΓ30ΐϊη§ ρβΓίγ 3οεοΓί1ϊη§ ίο ι6ε ίεπηδ 6εΓεοΓ, 
δΗαΙΙ 6ε εοη5Ϊ<1εΓε(Ι 35 1ε§3ΐ1γ Ιιαηίΐεά ονεΐ' ΪΓ: 



37.1.1 

37.1.2 


37.2 

37.3 

38. 

38.1 


38.2 

38.2.1 
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ϋεΙΐνεΓείΙ, 3§3ΪηδΙ Γεοεΐρί (5γ Ιιαικί ογ (ϋ5ρ3ΐε1ιε<1 βγ ροδί), ογ 

Γεεεϊνεά, ΐη 03δε οί 3 ί&εδΐπιΐΐε πιε$5α«ε, ρΓονΐίίεά ώε οπ§ΐηα1 άοεαιηεηΐ 
ννίίΐι ιΐιε 53 ΐπε οοηίεηί 3.5 ίΐιε ίΕεδίηιΐΙε πιε$53§ε, ίδ δεηϋ ννΐίΗίη ίΗτεε (3) ά3γδ 
£τοπι ΐΕε Γ&οδΐιηϋε’δ ιΐαγ οί <ϋδρ3ίο1ι, α§3Ϊηδΐ Γεοεΐρί. 

ίο ογ &οπχ ίΐιε ρίποε ίΐιεδε ν/εΓΟ αάάτεδδείΐ ίο, 3η<1 ίο ίΐτε ίο11οννΐη§ 
βίΐώτεδδεδ: 

ΟΙΙΕΕΚ δΤΑΤΕ : 182, Ηαηίαοιι Τπΐίουρί δίτεεί, ΑΛβπδ 

(ΓΟΝΟΕδδΙΟΝΑΙΚΕ : 38, ΚϊΓίδδίΕδ Ανεηαε, ΜΕΤοιίδδΐ, Αίίϋάδ 

ογ ίο αηγ οίΙιεΓ ΕίΜτεδδ ν/ΗϊοΙι ίΕε Ραπιεδ ηΐ3γ δρεείίγ ίη \ντΐίίη§ Γογ ΐΗίδ 
ρυτροδε. 

\νπίίεη ηοϋίίιοαίίοηδ δΕαΙΙ αΐδο ΐηοίικίε ηοιίίιοΕίίοηδ 5ν ί30δίιηι1ε ιηε5532ε. 

ΝοίϊΓιοαίϊοηδ, δεΓνίη§ οί ύοοαπιεηίδ ογ οΛεί 3θ1<ηϋ\ν1ειΐ2;ειηεηΐ5 τεοεϊνεά 
άιιπη§ ηοη \νοΓΐαη§ <ΐ3γ5 ογ Ιιουτδ, δΚ&11 βε οοηδίίΙεΓειΙ 35 τεοεινειΐ ί5ε 
Βυδίηεδδ Ωαγ ίο11ο\νίη§ ιηιιηεάίαίεΐγ αίίεΓ ίΐιε άαγ οί Γεοεΐρί 3ί ίΐιε Γεοεΐρί 
ρΐαοε. 


ϋϊδΡυΤΕ ΚΕδΟΕϋΤΙΟΝ - ΕΧΡΕΚΤΙδΕ 
Ρίδρυΐεδ ΚεδοΙιιίίοη 

Αηγ άΐδ 3 §τεειηεηί, εΐ3Ϊιη, ογ άϊδρυίε (ΚεΓείηοίΐεΓ “(ϋδριιίε”) βείννεεη ίΗε 
Ρϊτίΐεδ ογ βεηνεεη 3ηγ οί ιΕε ΡΕΤίΐεδ αηά ίΐιε Ιηάερεηάοηί ΕηειηεεΓ, ογ 
βείννεεη ίΕε δΐ3ίε 3ηά 3ηγ οί ώε ί1ιΐΓ<1 οοηϋΓ3οίΐη§ ροτΐΐεδ, 3Πδΐη§ ίτοιη ογ 
Γείαίείΐ ίο ρίεδεηί Οοηίταοϊ, ΐηο1ιΐ(ϋη§ 3ηγ πιαΙΐεΓ ϊη Γείαίΐοη ίο 15ε εχΐδίεηεε 
οί 3 βΓεαοΙι, ίΐιε ίηίειρΓεΐ3ίίοη ογ ίΚε ίεπηίηαίίοη οί ώε ΟοηίτΕοζ ίί ηοί 
ΕΐηΐοΕβΙγ δείίΐεά βείννεεη ώε Ρατΐίεδ, δίΐΕΐΙ 5ε τεδοίνεά ϊη ΕοοοΓάπηοε ννΐώ 
ώε ρΓονΐδίοηδ οί αηΐεΐεδ 38 ίΐηά 39. 

Κ,εοουτδε ίο ώε ώδρηίεδ τεδοΐιαίΐοη ρΓοεεώιτε οί ρίεδεηί ατΐίείε, δ5α11 ηοί 
άερπνε ίΐιε ρατΐϊεδ &οπι ώε ροδδώΐΐΐίγ ίο Είίεπιρί 31 ώε 53ΐηε ίϊχηε ίο δείίΐε 
ώεΐτ (ϋδραίε ϊη 3 3ΐτιΐο3β1ε \ν3γ, ν/ΐώσιΐί ώεΐτ 5είΐ1ΐη@ είίοπδ ΓεδυΙίίη§ ίο ώε 
δΐΐδρεηδίοη οί ώε ώδριιίεδ τεδοΐιιίίοη ρΓοεεώιτε, ογ οί ώε άεαώΐηεδ οί 
ρΓεδεηί 3Πϊε1ε 3ΐκ1 Ετίϊείε 39, ηηίεδδ ώε ρΕΤίϊεδ 3§τεε δο. 

ΡΓοεβϋαΓβ 5βίθΓ6 ίΐιβ Τεοΐιηϊοαΐ ογ Ρΐη3ηοί3ΐ Ρ3ηε1 


Αηγ άΐδρυίε 3Π5Ϊη§ οηί ογ Γεΐ2ίε<1 ίο αην δίαίειηεηί οί ορΐηΐοη, άεοίδΐοη, 
35οεΠ3Ϊητηεηί ογ εεΓίϊίΙεαίε ογ τεροΓί ογ ΐηδίηιοηοη οί ίΗε δεπ/κε ογ Λε 
Ιηάερεηάεηί Εη^ίηεεΓ, 3ΐκ1 3ην άϊδραίε Είΐάτεδδεά ίο Λε Ρ3ηεΙ δ1ΐ3ΐ1 5* 
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δΐιΗπιίίΐεεΙ Ηγ αηγ οί ίΗε ΡΕΓίίεδ ίο ίΗε )υά§εηιεηί οί Ιΐιε ΕρρΓορήΕίε Ρ3ηε1 
ν/ίι±ιϊη ίΗε εοιτεεροικϋιΐβ (1εΕ<11ίηε$ ογ ννΗεηενετ δαοΗ 3 άεΕάϋηε Ηαδ ηοί 
Ηεεη άείιηεά, ννίίΗίη ίΗίτΐγ (30) <ΐ3γδ ίτοπι ίΗε άΕγ ίΗε ρΕΠγ Ηε$ Ηεεη 
ηοΐίίϊεά οί ίΗε τεΙενΕηί δίΕίειηεηί οί ορίηίοη, άεοίδίοη, ΕδοεΠΕΐηιηεηΐ, 
)ικ!§επιεηί, οεΓίϊίϊοΕίε, εν&1υ3ΐίοη ογ ίηδίηιοίϊοη οί ίΗε 5ετνίοε ογ ίΗε 
Ιπάερεπάοπί Εηβρηεετ ογ ίτοπι ίΗε ίίιτιε ίΗε άίδρίιίε δΗηΙΙ Εΐίδε. 

38.2.2 Τ\νο Ρ3ηε1$ 3 τε ίοιτηείΐ \νί(Η δυΗ)εοί (ΓοπΙγεοΙ, ίΗε ΤεοΗηίοΕί ΡοηεΙ από ίΗε 
ΡίηΕποίΕΐ Ρ3ηε1, εηοΗ οηε οοηδίδπης οί ίΗτεε (3) τηειηΗεΓδ. 

38.2.3 ΤΗε ΤεοΗηίοαΙ ΡειιοΙ άεοίίΐεδ υροη Εηγ ίδδΐιε ΓείΕίειΙ Ιο ΙοοΗιποεΙ ηΐΕΐΙετδ οί 
ίΗε ’Ά'οΓΠδ, ΐηο1ιΐίΙίη§ ΐδδυεδ οί άεδίηη, οοπδίηιοίιοη, Εη<3 ροδδίΗΙε άείεοΐδ οί 
ίΗε Μείτο 3ρρο3ΓΪη§ Είτετ οοιηρίείίοη Εηά πίΕγ 3ΐδθ άεοίάε οη 3ηγ πιοπείΕτγ 
οΐΕίπΐδ ογ πίΕΐΐεΓδ τεΐΕΐεά ογ Γεδίιΐίιηιι οαί οί δυοΗ 3 άίδρυΐε. Πιε ΤεοΗηίοαΙ 
Ραηεΐ ίδ οοπδίδίιηε; οί ίΗτεε πιεΓηΗεΓδ ίηιίερεηάεηΐ ίτοπι ίΗε ρατΐίεδ. ν/ίίΗιη 
Γ\νο (2) πιοηΐΗδ ίτοπι ίΗε Είίεοΐινε Οειο. ίΗε ΟτεεΠ $ΐΕίε 3π<1 ίΗε 
(ΖοηοεδδίοηΕΪτε δΗαΙΙ 3ρροίηί οηε (1) ρετδοη εαοΗ, 3δ 3 ΓηεπιΗεΓ οί ίΗε Ρ3ηε1. 
ΤΗε ΐΗιτά ΓηεπιΗεΓ (Ηείη« ίΗε (ΓΗΕίπηαη), ίδ ΕρροίηίειΙ Ηγ οοπυηοη άεοίδίοη 
οί ίΗε αΗονε ΐΛνο πιεπιΠεΓδ οί ίΗε Ρ3ηε1 \νίΐΗίη ίννο (2) πιοηΐΗδ ίτοπι ίΗείτ 
Ερροίηπηεηί. Ιη οαδε οί άίδΕατεεπΊΐεηί ΠεΓννεεη ίΗε πιεηιΗεΓδ 35 ίο ίΗε 
3ρροίηΐπιεηί οί ίΗε ίΗττά πιειηΗοΓ οί ίΗε ΤεοΗηίοαΙ Ραηεΐ, δυ^εοί πιεπιΠεΓ 
δΗαΙΙ Ηε αρροίηίεά Ηγ ίΗε Ρτεδίάεηί οί ίΗε δυρτεπιε Οουη οί ίΗε ΟτεεΗ δίαίε 
ίο11οννίη§ ίΗε τεςαεδί οί ίΗε ΟτεεΗ $ίαίε ογ οί ίΗε ΟοηοεδδίοηαΪΓε. 

ΤΗε ίεε οί ίΗε ίΠτεε πιεπιΗεΓδ οί ίΗε ΤεοΗηίοαΙ Ρ3ηε1 δ1ΐ3ΐ! Ηε άείιηεά Ηγ 
3§τεειηεηΐ ΗεΠνεεη ίΗε ΟτεεΗ 5ιαίε 3Πί1 ίΗε ΟοηοεδδΐοηαΐΓε. 

Ιη 03δε 3 ιηειηΗεΓ οί ίΗε ΤεοΗηίοαΙ Ρ3ηεΙ άίεδ, τεδίοηδ, ογ ίαίΐδ ογ άεηίεδ ίο 
Ηιΐίϊΐ ϊίδ άυίΐεδ, ίΗεη ίΗε ΡαΓΐγ ννΗϊεΗ 3ρροίηιε<1 ΐΗίδ ιηειηΗεΓ, ίί ίΗε ηιεπιΠετ 
Η3δ Ηεεη Ερροϊηίεά Ηγ ίΗε ΟτεεΗ δίαιε ογ ίΗε (ΙοηοεδδίοηαίΓε, ογ ίΗε οίΗετ 
ηνο πιεπιΗεΓδ ίη ίΗε 03δε οί ίΗε οΗαίπηαη, 5Η&11 άεοίάε \νίίΗΐη ί\νεηίγ (20) 
ά3γδ, ίΗε ΓερίΕοεηιεηί οί ίΗε τεΐεναηι πιεπιΠετ αηά ίο ίΗϊδ είίεοί ίΗεγ 5 Η 3 ΙΙ 
ηοίϊίγ ϊη λνπίΐη§ ίΗε οίΗετ πιεπιΠετ 3Π(1 ίΗε οίΗετ πιεηιΗεΓδ οί ίΗε ΤεοΗηίοΕί 
ΡεποΙ ογ Γεδρεοίϊνεΐγ ίΗε ρατΐίεδ. Ιη οΕδε οί ε άϊδριιίε ϊη αρροίηΐίη§ ίΗε ηε\ν 
οΗαίπηΒη, ίΗε ρτονϊδίοηδ οί ατίιοίε 38.2.3. δΗαΙΙ Ερρίγ. 

38.2.4 ΤΗε Ρίηαηοίαΐ Ραηεΐ άεοίάεδ υροη α!1 άίδρυίοδ τείειτεά ίο ίη ΕΓϊίοΙε 38.2.1. 
λνΗίοΗ άο ηοί ίηΐΐ \νίΐΗιη ίΗε ίίεδοπρΐίοη "ίνεη ίη ίΗε ίίτδΐ οΐΕΠδε οί ΕΓϊίοΙε 
38.2.3. 

ΤΗε ρτονΐδίοη οί ΕΠίοΙε 38.2.3. βΗεΙΙ Ηε Ερρίίεά πιυίΕίίδ πιυί3η(ϋ5 ίη τεΐΕΐίοη 
ίο ίΗε ίοππΕΐίοη οί ίΗε ΡίπΕηοΐΕΐ ΡεποΙ, ίΗε ίεεδ οί ίίδ πιεπιΗεΓδ, ίΗε άυτΕίίοη 
οί ίΐιείτ δετνϊοεδ 3ηά ΐΐιε ΓερίΕοετηεηί οί ίίδ πιεπιΗεΓδ ίη ΟΕδε οί άεΕίΗ, 
ΓεδίβΠΕίίοη, ίΕίΙατε ογ (Ιεπίπΐ ίο ίηΐίιΐ ίΗείτ άυΐίεδ. 
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38.2.5 Τ6ε «Λονε ραηεΐδ δΐιαίΐ 63νε ίυΐΐ ααϋιοπίγ Ιο τενΐδε, πκχϋίγ ογ 35εεΠ3Ϊη 3ηγ 
ορίηίοη, (1εοϊ$ϊοη, _)ιΐ£ΐ§εΓηεηΐ, εεπϊίϊοΕίε, ενοΙιίΕίίοη ογ ιηδίηιοϋίοη οί ί6ε 
δεΓνΐοε ογ ώε Ιηάερεηίΐεηΐ ΕηβΐηεεΓ. 

38.2.6 Απγ Γεοοατδε Ιο Ιίιε Ρ3ηε1 $Η&11 ιηείικίε ιίιε ίοΐΐοννΐηβ άοειιιηεηίδ: 

• 3 5ΐιπιιη3Γγ οί ώε η&ίατε <ιγκ 1 ΗίδίΟΓγ οί" ίΐιε άϊδρυΐε, Γε1εν3ηΐ 3εΐιΐ3ΐ 
ενεηΐδ αη(1 Ϊ55ΐιε5 \ν6ίε6 63νε ιο 6ε ]αά§εά. 

• ιίιε ικεαδατεδ Γεςυεδίεά ίο 6ε ί3Κεη 6γ ί6ε Γεεουτ5Ϊη§ ραχΤγ. 

— · εορϊεδ οί 16ε εοιτεδροηίΐεηοε, τεροΓΐδ 3η<1 οίΐιει άοειιτηεηίδ ν/Ιιϊο6 16ε 
ΓεεοιχΓ5Ϊη§ ρ3τίγ \νϊδ6ε5 ίο εαΐΐ αροη αικί ιιροη ννΙιΐοΡι ίί 6α5ε5 ίίδ 
τεςαεδί. 

38.2.7 Τ6ε Ραηεΐ δΗαΙΙ (ΙεΓιηε ΐΐδείί ί6ε ριοεειΙοΓΕί ηιίεδ είίΙιεΓ ίη 3 §εηεΓ&1 \ν3γ ογ 
η (1 Κοο. 

ν/’ϊύιοαί ρΓε]ικϋεε Ιο ώε 36ονε βεηεπιΐ ρΓονίδίοηδ, ώε Ραηεΐ 5Κ&11 Ηανε ϋιε 
ίο11ο\νΐη§ ΕΐιΐΚοπίΐεδ: Τ6ε οΐιαιιτηίΐη οΓ ιίιε Ραηεΐ οαη άεεϊίΐε ννΚεϋιεΓ ίί ννιΐΐ 
ίοΐΐονν 3 6ε3τϊη§ ρΓοοεάιιτε ογ 356 ίοΓ εχ3τηιη3ίϊοη οί \νιίηε55ε5 ογ ίί ί6ε 
(ϋδρυΐε 56 ε 11 6ε τεδοίνεά 5θ1ε1ν οη ι6ε 1)3515 οί ννπΐίεη ενίίΐεηοε ογ 6οί6. 
ΤΙιε οΚειππεπ Ϊ5 εηΐϊίΐείΐ ίο οπΙεΓ ί6ε \νηίΐεη 5ϋ6πιΪ55Ϊοη οί 3 \νΐίηε55 
Ιεδίϊιηοηγ 6ν δϊςηεά 5ί3ίειηεηί, 35 ννεΐΐ 35 ί6ε 5ΐι6ιηί55ίοη οί &ηγ Οοοηιηεηΐ 
(ογ εορίε$ ίΙιεΓεοί) ϊη ί6ε ρο55ε55Ϊοη οί 3ηγ οί ί6ε ραπιεδ. ΤΗε ΟΐΕίττηοη 
ήταν Γεφίεδΐ ΐίιε ρΓεδεηοε οί ίΐιε 5εΐ"νίεε’5 αηά ί6ε Οοηεεδδϊοηαιτε 5 ογ ίΐιε 
Ιηάερεηάεηί Εη§ϊηεεΓ’5 τερΓεδεηίαπνεδ άιιηη§ ί6ε ρΓοεεάατε αικί 356 ί6ειη 
ηοεδίίοηδ ογ ίοΓ \νπίΐεη οΐ3πίΐ03ίίοη5. ΤΙιε οΙιειππεπ οί ί6ε Τεε6ηίθ3ΐ Ρ3ηε1 
ιτΐ3ν τεςυεδί 53ΐπρ1ϊη§ οί ιτΐ3ΐεπ3ΐ5 ογ ί6ε ρειΤοππΕηοε οί οη-5Ϊίε 1ε5ί5 6ν 
εχρεΠ5. 

38.2.8 \νίι6ουί ρΓε]ιΐίϋοε ίο 3Γίίο1ε 38.2.7., ί6ε είΐΕΪπηΕη οί 16ε ΡεποΙ άείϊηεδ ί6ε 
ά3ΐε, ίϊπιε αηΤ ρΐαεε οί ιίιε ΙιεΕτϊη” ρΓοεεάυτε, 35 \νε11 35 Ιΐιε ρΓοεεάιιτΕί 
ηιίεδ 3η<1 οηΐΐδ ίΐιε ρ3τιίε5 ίο 3ίίεηά ίο ϊΐ. 

Ε3θΗ Ρ3Γίγ Π 13 Υ Είίεηιΐ ίΐιε ρΓΟοεάυΓε οί ώε Ρ3ηε1 \νϊώ ογ ί)γ ίίδ 1ε§3ΐ, 
ΐεοΗηίοΕί 3Π(1 / ογ Γιηαηείαΐ ςοη5υ1ΐ3ηί5. 

38.2.9 Α11 (Ιεοΐδϊοηδ οί ώε Ραηεΐ 5Η3ΙΙ 5ε ί3ΐίεη 3η<1 ηοίίΓιεά ίο ίΤιε ρητίίεδ ϊη 
3οεοπΐ3ηοε ν/ϊίΤι Ετίϊείε 38.2.10., \νίι5ίη ίλνεηΐΛ' εϊείιΐ (28) άαγδ &ογπ ιΐιε 
ά3ίε ίΐιε <1οοαχηεηΐ5 οί 3Γΐκ1ε 38.2.6 ννενε 5υ6Γπϊίΐε(1 ίο Ιίιε Ρ3ηε1. Τίιε 
(ΙεΕάΙίηε ίοΓ Ιίιε Ϊ55υε οί ιίιε (1εα$ιοη πιαν 6ε εχίεηάειΐ ίοΓ αηοίΙιεΓ ίΛνεηίγ'- 
εί§1ιί (28) ά3γ5 ΐη 5ρεοΪ3ΐ ο&δεδ, ννϊιΐι 3 ραιΐϊευίατίγ 5α65ί3ηίΐ3ίει1 (Ιεείδίοη οί 
16ε ε63ΐπη3η. 

38.2.10 5ϋ65ΐ3ηίί3ϋΐοη οί ε3θ1ι άεεϊδίοη οί Αε Ραηεΐ δΚαΙΙ 6ε §ίνεη ιη νντΪΓΪη§. ΕεοΗ 
^εείδίοη ί,ΕιΙΙ τείετ ίο ν/ΙιείΚετ (6ε <1εεΐ5ΐοη 635 5εεη ίι6εη ιιη3ΐιχτηοιΐ5ΐγ 6ν 
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ϋιε πιειη5εΓ5 οί ϋιε Ραηεΐ. Ιη οαδε ϋιε ϋεοίδίοη ί$ ηοί αηαηϊηιουδ, αηγ 
ϋϊίίεΓεηΙ ορΐηϊοη δΐιαίΐ5ε δαϋδίαηΐίαΐεϋ. 

38.2.11 ΤΙιε ίεε$ αηϋ εχρεηδεδ οί ϋιε πιεπώοΓδ οί εαο5 Ραηεΐ, δ5α11 5ε εηυαίΐγ 
ϋϊνίϋεϋ 5εΙννοοη ϋιε Ρατήεδ, £ογ εαοΐι Γοοοατδε. 

38.2.12 Αηγ ϋεοίδίοη οί" ϋιε Ραηεΐ δΐιαίΐ 5ε ρΐΌνίδίοηαΙΙγ εηίθΓοεα51ε 5γ ϋιε Ρατήεδ 
ηηΐίΐ ϋιε ϋαίε οί ίδδαε οί ϋιε ίιηαΐ ϋεοίδίοη οί ϋιε ατ5ίΐταΐίοη. Τ5ε ϋίδραίε 
οοηδίδήη§ ιίιε ο5)εοΙ οί Ιίιε ϋεοίδίοη, δΐιαίΐ 5ε Γείεττεϋ 5γ αηγ ΡαΠγ ίο 
αΛιΙταήοη ιη αοοοπίοηοε \νίώ απίοίε 39, ν/ίϋιίη ίοτίγ (40) ϋαγδ £τοπι ϋιε 
ηοήίίοαήοη οί ϋιε Ραηεΐ’δ ΓεΙεναηΐ ϋεοίδίοη ϊη αοοοτϋαηοε ννίϋι ατήοίε 
38.2.9. Ιί ηο ΡαΠγ τείετδ ϋιε ϋεοίδίοη οί ϋιε Ραηεΐ Ιο ατ5ίήαήοη ννίϋιίη 
Ιίιε δαίϋ ρετίοϋ, ιίιε ϋεοίδίοη οί Ιίιε Ραηεΐ δ5α11 5εεοπιε ϋτενοοα51ε αηϋ 
εηίοτοεα51ε. 

38.2.13 ΤΙιε Ραηεΐ δΐιαίΐ 5ε αυίοιηαήοαίΐγ ϋίδδοίνεϋ, 1\νο νεατδ αίΐοΓ 15ε δυ5δΙαηήη1 
οοιηρίεήοη οί 15ε ν/οΓίίδ δΐιαϋ 5ε οεπιίϊεϋ \νίϋι ιίιε ν/οΓίίδ (Ζοπιρίεΐιοη 
Οετήίΐοαίε, ιιηίεδδ οΐΐιεηνϊδε α£Γεεϋ 5ν ΐ5ε ραπιεδ. Νε\ν Ραηεΐδ δΗαΙΙ 5ε 
εδΐα51ίδΙιεϋ 5γ Ιίιε ρατήεδ αοοοΓϋίηα ίο ιίιε ηεεϋδ, ίη νν5ίε1ι οαδε Ιίιε 
ρΓονίδίοηδ ογ απίοίε 38.2. δΐιαίΐ 5ε αρρ1ίοα51ε αδ ίο 15ε αρροίηήηεηΐ, 
0δΙα51ίδ5ηιεηΙ αηϋ ΐΐιεϊτ ορεταήοη. εχοερί ίοΓ 15ε ϋυταήοη οί ϋιείτ 
αρροίηήηεηΐ, \ν5ίο1ι δΐιαίΐ 5ε ϋεοίϋεϋ 5ν ιίιε Ραπιεδ ίη εαο5 οαδε. 

39. ΑΚΒΙΤΚΑΤΙΟΝ 

39.1 Αηγ ήίδρηΐε ατίδίη^ οιιΐ οί ριεδεηΐ Οοηίταοί ογ ίη Γοΐαήοη ϋιετείο (ννίΐΐι 15ε 
εχοερήοη οί ϋίδριιίεδ ννίιΐοΐι Ιιανε ηοί 5εεη τείειτεϋ ιο αΛϊΐταΐΐοη ινίϋιίη 
ίοΠγ (40) ϋαγδ ίτοπι Ιίιε δετνίηι* οί ϋιε Ραηεΐ’δ τεΐεναηΐ ϋεοίδίοα αοοοτϋίη*» 
Ιο ατήοίε 38.2.12.), ηιαγ 5ε τείειτεϋ 5γ αηγ οί ϋιε ΡαΠιε$ Ιο ατ5ίΐταΙίοη, 
ννήετε ίΐ δ5α11 5ε ίϊηαΐΐγ τεδοίνεϋ (Γεοουτδε Ιο αηγ οϋιεΓ )ιΐΓΪ5ϋίοΙΐοη ίδ 
εχοίηϋεϋ), ΐη αεοοηίαηοε ννίϋι ϋιε ατ5ιΐταΐίοη ηιίεδ ίη ίοΓεε &οιη Ιίπιε Ιο 
ήπιε οί ϋιε ΙηΙεπιαήοηαΙ ΟΙιαπιΟεΓ οί Οοηιπιετοε. 

Τ5ε Ατ5ϊΐταήοη (ΓοιηΤ ίδ οοηδίδίεϋ 5ν ΐΗιεε (3) αΓ5ίΐταΐοΓδ αρροίηίεϋ οηε (1) 
5γ ϋιε Οτεείο δίαίε, οηε (1) 5γ ι5ε Οοηοεδδίοηαίτε αηϋ ϋιε ϋηπΐ 5γ εοππηοη 
α^τεεπιεηΐ οί ϋιε οϋιεί' α^ίήαίοΐδ, ννίϋιίη ίοπν (40) ϋανδ ίτοπι ϋιε 
αρροίηϋηεηΐ οί ήιε δεοοηϋ ατ5ιΐταΐοΓ ογ ίη οαδε αη αί’τεειηεηΐ ίδ ηοί ο5ΐαίηεϋ 
ννίϋήη ϋιε δαηιε ϋεαϋΐίηε ίιοπι Ι5ε πδε οί 15ε ϋίδρυΐε, ίη αεοοΓϋαηοε ννιϋι 
ϋιε α5ονε ηιίεδ οί αΛιήαποη οί ϋιε ΙΛ'.Ε. 

39.2 ΤΙιε ατ5ίήαΐ0Γ5 δήαΐΐ 5ανε ίαΐΐ ρο\νει ιο εχραηϋ, τενίδε, οοπεοί ογ οοπΓιγπι 
αηγ ϋεοίδίοη, ορίηίοη, αδοεΠαίηιηεηΙ, )υϋί»επιεηΐ, οεπίίιοαίίοη, εναΐααΐίοη ογ 
ίηδίηιοήοη οί ϋιε δετνιοε ογ ϋιε ΙηϋερεηϋεηΙ Ειιαίηοετ ογ αην ϋεοίδίοη οί 
αηγ Ραηεΐ. 


Ρεηϋίη§ ϋιε ατ5ίΐταΐίοη ϋεοίδίοη, ΐΗε οϋΐίεαϋοηδ οί 5οϋι ραπιεδ δΗαΙΙ ηοί 5ε 
δηδρεηϋεϋ, εχοερί ίί οϋιεηνίδε ριονίϋεϋ ΙιεΓειη. 
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39.3 Τ5ε οοηίχηείίηβ ρ3Πϊε5 $5311 ηοί 5ε Γε5(τίείε<1, 5είθΓε ίΐιε 3τ5ίΐτ3ΐϋΓ5, ίο 
ενίιίεηεε ογ 3Τ£ηπιεηί5 \ν5ϊε5 \νεΓε 5γοιιο5ι ίοηνατά 5είθΓε ΐ5ε Ρ3ηε1. 

39.4 Ατ5ϊΐΓ3Ποη $5311 5ε 5ε1<1 ϊη Εοηάοη. Τ5ε 1αη§υ3βε οί (5ε 3τ5ί(χ3ίίοη $5αΙ1 5ε 
Εη$>1Ϊ55. Ουτίη§ 3τ5ίίτ3ίιοη ρΓοεεάυιε $ρεεία1 εοηδίεΙεΓΕΠοη $5&11 5ε §ίνεη ίο 
[5ε ριίηείρίεδ οί §οο<1 ίαίΐ5 αηιΐ Ιεηίεηεγ. 

39.5 Τ5ε άεείδίοη οί ίΒε Ατ5ι[Γ3ΐιοη (Γουπ $1ΐ3ΐ1 5ε Γιηαΐ 3η<1 ίπΓενοοα51ε, $5311 
ηοί 5ε $α5]εοί ίο οηγ τε^υΙαΓ ογ εχίταοπΙίηΕΓγ 1ε§3ΐ ρΓοεεε<ϋη£5, αικί 55311 
5ε εηίθΓοε351ε οη ίΐ$ ον/η, ννίι5ουί 5ανίη£ ίο 5ε (ΙεείΕτειΙ εηίοΓεεα51ε 5γ [5ε 
Οοιιτί. Τ5ε οοηίΓ3οϋίη§ ρατϋίε$ Γεηοιιηεε 3η<1 νναίνε ι5ε5 π^5ι$ ίο τεοουίδε ιο 
αηγ 1ε§3ΐ ρΓοεεε<ϋη§5 ογ οί5εΓ ηιεαηδ, ίο 3ηγ Οοιιτΐ ογ Οοαπ Αυώοπίγ, 
\ν5ίε5 εουΐά 5ανε ^πδάίείίοη ογ 3ϋ(5οπίγ. 

40. ΕΑ\ν ΙΝ ΕΟΚ€Ε - ΙΝΤΕΚΡΚΕΤΑΤ10Ν 

40.1 Τ5ε ρΓε$εηί (Γοηίταοί ί$ βονεπιείΐ, ΐηϊειρΓειεά, αηίΐ εχεειιίεά ϊη 3εεοΓ(1αηεε 
ννίί5 ΟΓεεΙί ίανν. 

40.2 5ι ραπίευΐ3Γ, ί5ε Οοηίταοί ί$ 2ονεΓηε5 5ν ί5ε Γ2ηίνίη§ 1α\ν νν5κ5 ρτεναιΐδ 
ονεΓ αην οί5εΓ ΐ 3 \ν οί 3 βεηείαΐ ογ 5 ρεειΠε ροννεΓ Ιτι ίοΓεε οη ίΐιε Είίεεπνε 
03ΐε, \νίι5 ί5ε εχεερήοη οίΐΕ\\'5 \ν1πε5 3τε επηείειΐ ίο εη$ιιτε [5ε αρρίιεαηοη 
οί ί5ε ΐΕλνδ οί ί5ε ΕιίΓορεαη ϋηιοη ογ [5ε 3ρμ1ιε3[ΐοη οί ίηίεπίΕΐΐοηαΙ 
Γτεαπεδ. ΑιΜίήοηηΙΙν, ίοΓ αΐΐ πια[ΐεΓ5 \ν5ιε5 3τε ηοί τεβυΐαίειΐ ΙιεΓειη, ί5ε. 
1ε§ι$1αίίοη τεΐαΐειΐ ίο [5ε εχεευήοη οί ρη51ίε ννοΓ^δ 55 ε 11 5ε Ερρίίειΐ 35 ιη 
ίοΓεε ίτοπι ίππε ίο ΐίιηε, ογ ί5ε ΙεςίδίΕίίοη ίη τεΐαποη [ο ρη51ίο 5ΐφρ1ιε5, (5ε 
1ε§ϊ$ΐ3Ποη ίοΓ ί5ε ρΓΟίεεΐιοη οί εηνίΓοηπιεηί, 3$ \νε11 35 [5ε Είνίΐ (Γοιίε. 

40.3 ΒείοΓε ρυ51Ϊ03ίΐοη οίί5ε ΓΕίίίγίη^ ΐ 3 \ν ϊη ί5ε ΟίίιείΕΐ ΟονεππηεηΙ Οαζείίε. 
ί5ε Οοηπ· 3 θί δίεηεά 55311 ενκίεηεε ίί5 εοηίεη[5, $5311 εεΓΐΐίγ ΐ5ε 3ρρΓον3ΐ οί 
(5ε Γε$η1ί οί ί5ε οοηοΐυάείΐ ΙεηάεΓ 5ν (5ε ΜϊηΐδίεΓ οί Ε.Ρ.Ρ.Ρ.νΑ 3η5 55 ε11 
οεΓΠίλ' [5ε εοπιρίεηοη οί ί5ε ηε2θίίαίίοη$ ρεποά \νϊι5 ί5ε (Ιοηεε55ίοη3ίΓε. 

40.4 Α11 Γε§αΐ35οη$ §ονεπιίη§ ί5ε Ριοίεει 3$ ννεΐΐ 35 (5ε Γε§ιιΐ3ΐίοη$ 3η<1 
5ρεειΓιθ3ήοη5 ν/5ιε5 δΐιαϋ 5ε ιΐ5ε(1 άαπη§ ρεΓίοπτίΕηεε οί ιίεδίβη, 
εοηδίηιεήοη 3η<3 ορεΓαίίοη οί (5ε Μείτο, εοη5ΐ5ί 5ν ίπ(εΓρΓεΐ3ήοη 3 ιιηιίιεά 
εηίίΓείγ. 

40.5 Τ5ΐ5 Οοηίταοί πΐ 3 γ οηΐγ 5ε Ετηεηάεά ογ εοιτφίείεά ίο11οννιη§ 15ε \νπηεη 
3§τεεπιεηΐ οί ί5ε ρ3Γΐίε5, υηιΙεΓ ί5ε ρΓοεειΙυΓε ίο 5ε ίΐείϊηειΐ ιη ί5ε Γ3ίΐίγίη§ 

ΐ3\ν. 

41. ΟΒΕΙΟΑΤΙΟΝ5 ΟΡ ΤΙΙΕ 30ΙΝΤ ΥΈΝΤυΚΕ “ΤΗΕ58ΑΕΟΝΙΚΙ 

ΜΕΤΚΟ” ΑΝ Ο ΙΤδ ΜΕΜΒΕΚδ ΤΟλΥΑΚϋδ ΤΗΕ ΟΕΕΕΚ 5ΤΛΤΕ. 
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41.1 Τ5ε ο51ϊ§3ίίοη5 ώ3ί ώε Οοηεε5$ίοη3ίΓε 535 ιιηάεΓ ώΐ5 Οοηίτ3εί ΐη τεΐαΐίοη 
ίο ώε οοηδίπιείϊοη, ορεΓαΐίοη 3η5 πΐ3ίηΐεη3ηοε οί ώε Μείτο, 3 τε ρεηίθΓπιε(1 
\νιώίη ώε £τ3ΐηεννοιΊ( οί 5οώ ώε Οοηδίηιεήοη 0οηίτ3εί 3ηά ώε ΟρεΓΒίίοη 
3ΐΐ(1 Μ3ίηίεη3ηεε ΟοηίτηεΙ. 

41.2 Ιί Ϊ5 5βΓβ5γ οΙαπΠεά ίΗαΙ : 

3) ΤΙιε ΟοηδίτυοΐοΓ $5311 ιιη<1εΠ3ΐ<ε, ϊη 3εεοΓ(ΐ3ηεε ννίώ ώε ρΓονϊδϊοηΒ οί 
ίΐιε Οοηδίηιοίίοη 0οηίτ3θί, 311 ώε ο51ί"3ϊίοη5 οί ώε ΟοηοεδΕίοηΕΪτε 
ίηαΐαάεά ίη ώε Οοηεεδδίοη ΟοηΙτηοΐ ίη Γείαίϊοη ίο ώε (Ιεδί^η, ώε 
εοη5ΐηιεΙίοη, ώε ΐε5ί5 3ΐκ1 εοηιπιΐ55Ϊοηίη£ οί ώε ν/οιώδ. Οοηδεςυεηίΐγ 
3ΐκ1 35 §εηεΓ3ΐ ηιΐε §ονεπιίη£ ώε τεΐ3ίίοη5 5εί\νεεη ώε Ρ3Γίϊε5 3π<1 ίη 
3οεοΓά3ηοε λνίώ ώε Γε1εν3πί ριονϊδίοηδ οί ώε Οοπδΐηιείίοη Οοηΐηεί, 
ώε ΟοηδίπιεΐΟΓ 5 Ι 13 ΙΙ ηοί Ιιβνε, ιιηάεΓ ώε ΟοηδΙηιοιίοη Οοηίτ3οί, ιηοΓε 
πε1ιί5 3ηά ο51Ϊ23ίίοη5 ΐο\ν3πΐ5 ώε Οοηεε55ίοη3ίτε ώ3η ώε ΐ3ΠεΓ 1ΐ35 
ίονν3Γά5 ώε 5ί3ίε ιιηάεΓ ώε Οοηεε55ΐοη Οοησηοί. 

ΤΗυ$, ώε ΟοηδίηιείΟΓ δΐιαίΐ 'οε εηΐϊίΐεά ίο 3άώποη3ΐ ρβγτηεηί, Ροδίίίνε 
03πΐ3£ε5 ογ 3ηγ οώεΓ Επιουηΐ ογ π^Ηί οί αην η3ίιιτε, ειιείι 35 εχίεηδίοη 
οί εοη5ίπιοήοη <1ε3(11ίηε ογ οί ίηιεπηεώηίε άε3(11ιηε5 ώ3ί ώε 
Οοηεε55Ϊοη3ίτε 55311 5ε εηίίίΐεχΐ ίο, ίη 3εεθΓά3ΐιεε \νϊώ αηγ ρΓονίδίοη 
οί ώε Οοηεεδδίοη ΟοηίΓ30ϊ. 

5) Τ5ε ΑώηίηίδίταΙΟΓ 55311 υηάεππ^ε, ίη 2 εεοΓά 2 ηεε \νίώ ώε ρχονίδϊοηδ 
οί ώε ΟρεΓηποη αηά Μαίηίεηαηοε Οοησαεί, 3.11 ώε ο5Ηε3Ποη5 οί ώε 
(Γοηεεδδίοηηίτε ίηείικίείΐ ίη ίΐιε Οοηεε55ίοη Οοηΐτηεί τεΐ3ίεά ίο ώε 
ορεΓ3θοη 3η(1 πιηίηΐεηηηοε οί ίΐιε ΜεηΌ. 

Οοηδεςιιεηΐΐγ ηηά 35 ηεηεΓαΙ ηιΐε αονειτιίηε ώε Γεΐ3ΐίοη5 5εί\νεεη ώε 
Ρ3Γίιε5 3ηά ίη 3εεοΓ(ΐ3ηοε \νίώ ώε τεΐενεηι ρΓονίδϊοηδ οί ώε 
ΟρεΓ3ϋοη ηηά ίνώιηίεηηηεε Οοηχτηεί, ώε Αώηίηί5ΐΓ3ί0Γ 5 Ι 13 ΙΙ ηοί 
53νε, ιηκΙεΓ ώε ΟρεΓ3ΐίοη 3ΐκ1 Μ3Ϊηίεη3ηεε Οοηΐταεί, ιηοΓε ιί"1ιΐ5 3 ηά 
ο51ί£3ίίοη5 ίον/3τ<ΐ5 ώε Οοηεε55ίοη3ΪΓε ώ3η ώε ΐ3ίίεΓ 535 ίον/ατώ ώε 
5ί3ΐε ιιηχΙεΓ ώε Οοηεεδδίοη 0οηίΓ3εΐ. 

41.3 Τ5ε Ιοίηί νεηηιτε “ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚ.Ο” 3ηά ίΐ5 ιηειτώεΓ εοηιρ 3 ηίε 5 
Βοιινειιεδ, ΒοηώητώεΓ, 5ΝΟ Επνεΐώ, 5ν5ίτ3-5ο6είχι, νΐΑ ΟΤΙ, 30 ίίη§ 
5βΓβ5γ 3$ §ιΐ3Γ3ηίοΓ5, ]οίηί1ν 3ηά 5ενεΓ3ΐ1γ υη<1εΠ3ΐίε ίο\ν3τά5 ώε 5ί3ίε ώ3ί: 

3) ώεγ ννϊΐΐ Γ3Ϊ5ε 3η(1 ρβγ &ηγ 3ΐηοιιηΐ5 οί ώε Εςιιϊΐγ ηεεε553τν ίο 5ε ρ 3 κ! 
ίη εεοοΓάηηοε \νίώ ώε εοηχτβεί 5είείη, \ν5ίε5 3τε ηοί εονεΓει! 5γ ώε 
1επεΓ5 οί 2ΐΐ3Γ3ηΙεε οί 3Γίϊε1ε5 17.1.1 3ηά 17.1.2 5εΓείη, 

5) ώεγ ινίΐΐ 03ττγ οιιί 311 ο51ί£3ΐίοη5 3η5 Γεδροηδώίΐϊίίεδ ιιηάεΠΒΐίεη 5ν 
ώε Οοη5ΠαιείθΓ ίο\ν3τ<ΐ5 ώε Οοηεε55ΐοη3ίΓε αικΙεΓ ώε Οοηδίταείίοη 

Οοηπ-301, 35 3ΐκ1 νώεη $υε5 ο51ίε3ηοη5 3ΐκ1 Γε$ροη5Ϊ5ώηε5 55311 

1/1 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


1671 


βεοοπιε ϋιιε 3ΐιϋ εχεευίεβίε ιη εοεοΓϋεηεε ννιϋι ι±ιε ρΓονίδϊοηδ οΓ ϋιε 
(Γοηδίηιοηοη (ϋοηΐτεοί εηϋ ϋιε τεΐεναιη βΐιεταηίεε &ηδϊη§ ϋιεΓε&οπι, 

ς) Τΐιεγ ννϊΐΐ εαπγ οαΐ ογ ιιηϋεπαΡε ,ίοίηϋγ ιηϋ δενεηΐΐγ 1ϊ&6ϊ1ϊίγ Γογ ηΙΙ 
οβΙίΕ&ήοηδ αη<1 Γεδροηδίβίΐίπεδ αηϋεπηίίεη 6γ ϋιε ΑάιηϊηΐδίΓδίΟΓ 
ίονν&τϋδ ϋιε ΟοηοεδδίοηΗΐιε υηϋεΓ ϋιε ΟρεΓ&ϋοπ αηϋ ΜαίηίεηΗηεε 
(Ζοησαοί, &5 ηηϋ ν/Ηεη δυείι οϋΐίααίιοηδ εικί Γεδροηδϋπΐίύεδ δΚαΙΙ 
βεεοπιε ϋηε αηϋ εχεευίίώΐε ίη 3 εεοιϋαηοε ννιϋι ϋιε ρΓονίδϊοηδ οί ϋιε 
ΟρεΓ&ίίοη αηϋ Μειηίεηαηοε ΟοηίΓΕοί αη<1 ϋιε τεΐενωΐ £ΐΐΗΓ3ηΐεε 
Ετίδίη§ ϋιεΓε&οπι, 

(1) ϋιεγ ννίΐΐ εηδίιτε ϋιηΐ ϋιε ΑνεΐΈβε Μοηϋϋγ ΤεεΗηϊοηΙ Αναίΐ&ϋίΐϊίγ οί 
ϋιε Γνίείτο Γογ ϋιε ήπιε ρεηοϋ &ΓΐεΓ ϋιε ΓίΓδΙ γεοτ οί ορεΓ&ίϊοη &ηϋ 
ϋιτοιι§1ιοϋΓ ϋιε Οοηεεδδίοη Ρεηοϋ δΐιαίΐ 6ε εφίαΐ ίο 0,98, ίη 
δεοοΓϋηηοε ννιϋι ϋιε ρΓονίδϊοηδ οί επΐοίε 3.1.1. ο ΙιεΓεϊη. 


ΙΝ \νΐΤΝΕ55 ΤΗΕΚΕΟΡ, ΐΓιε ΟΓεεΙν 5ίαιε εηϋ ϋιε ΕοηοεδδϊοπΗΪτε, δϊρηεϋ ϋιε 
ρΓεδεηΐ Οοηΐταεί ϋιτοιΐ£»1ι ϋιεπ Εΐιϋιοηδεϋ Γεριεδεηίαΐίνεδ, οη ϋιε ϋηΐε δει οαί ϊη ϋιε 
6ε"ΐηηχη§ οΓ ϋπδ Οοησεοΐ. 





Μγ. ΜίεΗεΙ ΟΟΤΕ 

Ρογ Β0υΥ0υΕ5 5.Α., Γογ αικί οη βεϋεΙΓ οΓ ϋιε Ιοΐηί Υεπαιτε «ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚ1 
ΜΕΤΚΟ» 
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Μγ. ΤΗϊε.-Γγ 055ΕΝΤ 

Ρογ 5Υ5ΤΚΑ-, ίοΓ αηίΐ οη ΕεήηΙΓ οΓ ΐΐιε .Ιοϊηι Υεηΐυτε «ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΙΙΟ»» 


Μγ. ,Ιαςςυεδ ΡΕΚΝΟΤ 

Ρογ ΛΤΑ Ο^ΕΝΕΚΑΕΕ ϋΕ ΤΚΑΝ5ΡΟΚΤ ΕΤ ϋ’ ΓΝϋυδΤΚΙΕ 5.Α., Γογ αηά οη 6βΚβ1Γ 
<&ΰ£ϋοίηί Υεηηιτε «ΤΗΕ55ΑΙΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ» 


.ίνί'ί'^' 


Μγ. \ΥΐΙϋαπι 5ΡΓΚΚ 

Ρογ 30ΜΒΑΚ0ΙΕΕ ΓΝΟ.. ίοΓ αηα οη ’οεηαΙΓ οΓ ΐΓιε .Ιοΐιη Υεηηττε «ΤΗΕ55 ΑΤΟΝΙΚΙ 
ΜΕΤΙΙΟ» 


II ' I 

Ι'ίΙ ; 1 

I ! Γ 1 · ( \Λ 
... Λ. ι.αλΑΥ. 


V Λ'Ο 


( ;■—* γ-Α ' I 

V/· Ιο ε 


Μγ. ΟαιΜ ΚΟΥΛΟΙ 

Ρογ ΒΟΜΒΑΚΟΓΕΡ. ΓΝΟ : Γογ αηι! οη οείιηΙΓοΓϋιε Ιοιηι Υεηπιτε «ΤΗΕ55>ΑΤΟΝΠνί 
ΜΕΤΚΟ» 


ΛΕΐ,ίΙγΙ.νί. 1 


ί . 


Μγ. ΡίοΗαπί ΜΑ55Ε / .* 


Ρογ 5ΝΟ ΕΑγΑΕΙΝ \ρ ΤΕΚΝΑΤIΟΝΑΕ ΙΝΟ.. Γογ αηιΐ οη ΓεΗαΙΓ οΓ ώε .Ιοϊηι νεηΐυτε 
«ΤΗΕ55.*ΥΕ0 ν/κΙ ΜΕΤΡΟ» 




Μγ. ΙοΗη ΗΑΝ5ΕΝ - - ^ 

Ρογ ίίΝΟ ΕΑνΑΕίΝ ΓΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΙΝΟ.. Γογ αικΓ οη ΡεΙιαΙΓ οΓ [Εις ,ΙοϊηΙ ΥεηΐΊίΓε 
«ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ» 
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Μγ. Ιβϊη-ΡίίΓΓε ΟΟΜΒΟΤ 

Ρογ ΒΟϋΥΟυΕΕ δ.Α., 35 ίΐ ιηεπιβεΓ οί Λε .ίοΐηΐ νεηΐυτε «ΤΗΕ85ΑΕΟΝΙΚΙ 
ΜΕΤΚΟ» 



.*ΤΖ·—! ο 

Μγ. ΤΙιΐβΓΓγ ΟδδΕΝΤ 



Μγ. ΜίοΙιεΙ ΟΟΚΝΙΕ. 

Ρογ νΐΑ ΟΕΝΕΚΑΕΕ ΌΕ ΤΚΑΝ5ΡΟΚΤ ΕΤ Ό’ ΙΝΌΙΙδΤΚΙΕ 5.Α., 35 3 ηιεπΛετ οί ώε 
Ιοίηΐ νεηίιίΓε «ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ» 

} ν)ι 



Μγ. \νΐΐ\)3ΐη δΡϋΚΚ 

Ρογ ΒΟΜΒΑΚΌΙΕΚ ΙΝΟ., 35 3 πιειηβεΓ οί ίΐιε Ιοίηΐ νεηίιιτε «ΤΗΕ55ΑΕΟΝΙΚΙ 
ΜΕΤΚΟ» 



Μγ. ΟεγΙ ΚΟνΑΟΗ 

Ρογ ΒΟΜΒΑΚΌΙΕΚ ΙΝΟ., 35 3 ιηειηΙ>εΓ οί ώε Ιοίηί νεηίιιτε «ΤΗΕ85ΑΕΟΝΙΚΙ 
ΜΕΤΚΟ» 



Μγ. ΚίοΗαπΙ ΜΑδδΕ 

Ρογ 3ΝΟ ΕΑνΑΕΙΝ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΙΝΟ., 35 3 πιεπιΒεΓ οί ίΐιε ΙοϊηΓ νεηίιιτε 
«ΤΗΕ33ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ» 
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Ρογ ρΝΟ ΙΑνΑΙΙΝ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΓΝΟ., 3 πιεπΛεΓ οί" Λε ΙοΐηΙ νεηηιτε 
:55ΑΕΟΝΙΚΙ ΜΕΤΚΟ» 
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2 Οι όροι της Σύμβασης Παραχώρησης μπορούν να 
τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία των Μερών 
που κυρώνεται με νόμο. Τροποποιήσεις, που είναι α¬ 
ναγκαίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του 
Εργου από Διεθνείς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, 
μπορούν να γίνουν με προεδρικό διάταγμα, που εκδί- 
δεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη¬ 
μόσιων Έργων, μετά από έγγραφη συμφωνία μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται από τους 
πιο πάνω Υπουργούς και της Αναδόχου Εταιρίας. 

3. Τα μέλη της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας μπορεί, 
με την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου, να υποκατα¬ 
σταθούν, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις πιο πάνω συμβάσεις, από μητρικές 
ή θυγατρικές τους εταιρίες. Σε περίπτωση υποκατά¬ 
στασης από θυγατρική εταιρία, η μητρική εταιρία εξα¬ 
κολουθεί να ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
μαζί με τη θυγατρική της. 

Άρθρο δεύτερο 

Ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων κατασκευής και 
λειτουργίας του Έργου του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1. Δημόσιες Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
προβαίνουν άμεσα και κατά προτεραιότητα στα έργα, 
στις εργασίες και στις ενέργειες αρμοδιότητας τους, 
που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και 


απρόσκοπτη κατασκευή και λειτουργία του Έργου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Όλες οι απαιτουμενες άδειες για την κατασκευή και 
λειτουργία του Έργου του Μετρά Θεοσαλονίκης χο¬ 
ρηγούνται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στη 
Σύμβαση Παραχώρησης. Σε περίπτωση που παρέλθουν 
άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 
έβδομου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α'). Σε περίπτωση 
παράλειψης των ανωτέρω οφειλόμενων ενεργειών από 
όργανα των ανωτέρω Υπηρεσιών, Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της 
παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), 
που προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 
2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'). 

2. Οι εκτάσεις που, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παρα¬ 
χώρησης, είναι αναγκαίες για την κατασκευή και λει¬ 
τουργία του παραπάνω Έργου ή για την εγκατάσταση 
των εργοταξίων του Παραχωρησιούχου, απαλλοτριω- 
νονται είτε υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες του είτε 
υπέρ του Παραχωρησιούχου και με δαπάνες αυτου, 
όπως κατά περίπτωση ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώ¬ 
ρησης, για δημόσια ωφέλεια και εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου δέκατου του ν. 
1955/1991, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α'). 
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Άρθρο τρίτο 
Τελικές διατάξεις 

1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα όμοια με 
αυτόν, θεωρείται ότι δεν ισχύει, όσον αφορά το αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης και κυρώνεται με το νόμο 
αυτόν. 

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του 

Κράτους. 


Αθήνα, 29 Απριλίου 1999 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

I. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Τ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 


Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
Αθήνα, 30 Απριλίου 1999 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


